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说 明 


本 书 版 权 属于 北京 大 学 出 版 社 有 限 公司 。 版 权 所 有 ， 侵 
权 必 完 。 

本 书 电子 版 仅 提 供给 高 校 任课 教师 使 用 ， 如 有 任课 教师 
需要 本 书 课 件 或 其 他 相关 教学 资料 ， 请 联系 北京 大 学 出 版 社 
客服 ， 微 信 手 机 同 号 : 15600139606， 扫 下 面 二 维 码 可 直接 
联系 。 

由 于 教材 版 权 所 限 ， 仅 限 任 课 教 师 索取 ， 谢 谢 ! 
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内 容 简 介 


本 书 针对 高 等 职业 技术 应 用 型 人 才 的 培养 目标 和 要 求 ， 结 合 高 等 职业 教育 的 特点 ， 以 理论 知识 够 用 、 
突出 实践 为 目的 编写 。 本 书 内 容 按照 基本 建设 程序 编排 ， 以 工程 造价 控制 原理 为 基础 ， 为 培养 实践 能 力 
导 人 大 量 的 工程 实例 ， 与 其 他 专业 课程 内 容 之 间 保 持 相 互 渗透 、 相 互 统 一 的 关系 。 同 时 ， 本 书 介绍 了 工 
程 造 价 领域 最 新 颁布 的 法 规 和 相关 政策 ， 体 现 知识 的 综合 性 、 实 用 性 、 实 践 性 和 政策 性 。 

全 书 共 分 7 章 ， 主 要 内 容 包括 建设 工程 造价 构成 、 建 设 工程 造价 确定 的 依据 、 建 设 工程 决策 阶段 工 
程 造价 控制 、 建 设 工程 设计 阶段 工程 造价 控制 、 建 设 工程 招 投标 阶段 工程 造价 控制 、 建 设 工程 施工 阶段 
工程 造价 控制 和 建设 工程 竣工 验收 阶段 工程 造价 控制 。 

本 书 既 可 作为 高 职高 专 院 校 工程 造价 、 建 筑 工程 管理 、 工 程 监理 等 专业 的 教学 用 书 ， 也 可 作为 造价 
员 等 执业 资格 考试 的 培训 教材 。 
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为 适应 21 世纪 高 等 职业 教育 发 展 的 需要 ， 结 合 高 职高 专 建筑 工程 管理 专业 、 工 程 造 
价 专业 培养 目标 ,依据 “工程 造价 控制 ”课程 的 标准 和 教学 大 纲 ， 以 理论 知识 适度 够 用 、 
培养 职业 能 力 为 目标 ， 以 从 事 建筑 工程 管理 与 工程 造价 工作 所 需 的 政策 制度 和 基本 知识 为 
重点 ,本 书 导入 了 大 量 的 典型 案例 ， 具 有 综合 性 和 实践 性 的 特点 。 
本 书 结合 国家 最 新 颁布 的 行业 规范 、 标 准 修 订 ， 以 工程 建设 全 过 程 造价 管理 为 线索 ， 
系统 地 阐述 了 工程 建设 决策 阶段 、 设 计 阶 段 、 招 投标 阶段 、 施 工 阶 段 、 竣 工 验收 阶段 的 工 
程 造 价 控制 技术 与 方法 。 本 书 结合 注册 造价 工程 师 考 试 内 容 和 工程 造价 控制 领域 前 沿 知 











拌 题 、 简 答题 和 实 训 题 等 内 容 ， 具 有 体例 新 颖 、 结 构 完整 、 案 例 全 面 、 便 于 教学 、 注 重 实 
践 等 特点 
全 书 内 容 按照 60 学 时 安排 ， 推 荐 学 时 分 配 : 第 1 章 8 学 时 , 第 2 章 6 学 时 , 第 3 章 
12 学 时 , 第 4 章 8 学 时 , 第 5 章 10 学 时 第 6 章 12 学 时 ,第 7 章 4 学 时 。 各 院 校 可 以 根 
据 实际 情况 ， 灵 活 地 安排 教学 内 容 。 

本 书 由 内 蒙古 建筑 职业 技术 学 院 斯 庆 担任 主编 ， 内 蒙古 建筑 职业 技术 学 院 王 秀 英和 
褚 葫 唱 ， 河 南 建筑 职业 技术 学 院 周 艳 冬 担任 副 主编 。 其 中 王 秀 英 编写 第 1 章 和 第 2 章 ， 
褚 苹 晶 编写 第 3 章 和 第 5 章 ” 斯 庆 编 写 第 4 章 、 第 6 章 和 第 7 章 ， 周 艳 冬 也 参与 了 本 书 的 
编写 ,为 本 书 的 修订 工作 提出 了 建设 性 的 意见 。* 全 书 由 斯 庆 负 责 统 稿 。 

内 蒙古 建设 工程 造价 管理 总 站 站 长 杨 延 真 和 内 蒙古 公 诚 信 造 价 咨询 公司 董事 长 赵 秀 琴 
对 本 书 进行 了 审读 ， 并 提出 了 很 多 宝贵 意见 ， 对 本 书 的 修订 工作 提供 了 很 大 的 帮助 ， 在 此 



































表示 感谢 ! 
本 书 在 编写 过 程 中 ,参考 和 引用 了 国内 外 大 量 文献 资料 ， 在 此 谨 向 相关 作者 表示 惠 心 
的 感谢 ! 


由 于 编者 水 平 有 限 ， 书 中 难免 存在 不 足 和 玻 漏 之 处 ， 敬 请 各 位 读者 批评 指正 。 


本 书 为 北京 大 学 出 版 社 “21 世纪 全 国 高 职高 专 土建 系列 技能 型 规划 教材 ”之 一 。 为 
适应 高 等 职业 教育 的 发 展 需要 ， 结 合 高 职高 专 建筑 工程 管理 专业 、 工 程 造价 专业 培养 目 
标 , 依据 “工程 造价 控制 ”课程 的 教学 大 纲 ， 以 理论 知识 适度 够 用 、 加 强 职业 能 力 培养 为 
目标 编写 了 本 书 。 以 从 事 建筑 工程 管理 与 工程 造价 工作 所 需 的 政策 、 制 度 和 基本 知识 作为 
重点 ， 本 书 导 入 大量 的 典型 案例 ， 体 现 了 “能 力 本 位 ”的 课程 观 。 

全 书 内 容 共 分 7 章 ， 主 要 包括 建设 工程 造价 构成 、 建 设 工程 造价 确定 的 依据 、 建 设 工 
程 决策 阶段 工程 造价 控制 、 建 设 工程 设计 阶段 工程 造价 控制 、 建设 工 程 招 投标 阶段 工程 造 
价 控制 、 建 设 工程 施工 阶段 工程 造价 控制 、 建 设 工程 竣工 验收 阶段 工程 造价 控制 等 。 

全 书 内 容 建 议 按 照 56 学 时 编排 ， 推 荐 学 时 分 配 : 第 上 章 6 学 时 , 第 2 章 4 学 时 , 第 3 
章 10 学 时 ,第 4 章 10 学 时 , 第 5 章 10 学 时 ， 第 6 章 ,.12 学 时 ,第 7 章 4 学时。 教师 可 以 
根据 实际 情况 ， 灵 活 地 安排 教学 内 容 。 

本 书 的 内 容 按照 基本 建设 程序 设置 。 以 工程 造价 控制 原理 为 基础 ， 曾 述 了 建设 工程 决 
策 阶段 、 设 计 阶 段 、 招 投标 阶段 、 施 下 阶段 和 竣工 验收 阶段 的 工程 造价 控制 技术 与 方法 。 
书 中 引用 了 大 量 的 典型 案例 ， 并 推荐 了 相关 阅读 资料 ,对 学 生 拓 展 知识 面 有 积极 的 作用 。 
本 书 的 特色 如 下 。 

(1) 体现 了 政策 性 。 本 书 的 编写 过 程 中 参照 了 工程 造价 领域 最 新 颁布 的 法 规 和 相关 政 
策 ， 尤 其 是 工程 造价 行业 的 新 法 规 、 新 规范 和 新 经 验 。 

(2) 内 容 结构 的 新 颖 性 。 本 书 的 主要 内 容 列 出 了 学 习 目 标 、 学 习 要 求 、 学 习 重 点 、 引 
例 、 知 识 点 、 特 别提 示 、 相 关 案例 和 能 力 评价 体系 ， 练 习题 主要 以 选择 题 、 简 答题 和 实 训 
题 为 主 ， 同 时 在 重点 章节 列 出 了 工程 造价 领域 前 沿 知识 ， 体 现 了 内 容 结 构 的 新 颖 性 。 

(3) 注重 了 适用 性 。 本 书 的 编写 人 员 由 具备 多 年 实践 教学 经 验 和 工作 经 验 的 多 个 区 
域 、 多 个 院 校 的 教师 及 专家 组 成 ， 将 丰富 的 教学 典型 案例 运用 到 书 中 ， 同 时， 本 书 的 编写 
内 容 考 虑 到 学 生 考取 执业 资格 证 书 的 需要 ,结合 了 注册 造价 工程 师 考试 教材 的 内 容 。 

(4) 实践 性 强 。 本 书 的 编写 以 当前 实际 开展 的 工作 为 主要 内 容 ， 辅 以 典型 案例 分 析 ， 
点 说 明 如 何 操作 ， 旨 在 提高 学 生 的 实践 操作 能 力 。 

(5) 注重 了 实用 性 。 

此 外 ， 本 系列 规划 教材 充分 体现 了 “技能 型 ”的 定位 ， 具 有 以 下 特点 。 

(1) 系列 完整 。 结 合 建筑 工程 、 工 程 管理 和 工程 造价 等 土建 类 专业 相关 学 科 与 课程 之 
间 的 关系 ， 整 个 系列 体系 严密 完整 。 

(2) 针对 性 强 。 切 合 高 等 职业 教育 的 培养 目标 侧重 技能 传授 , 平衡 理论 与 实践 教学 

































































内 容 。 
(3) 体例 新 颖 。 从 人 类 常规 的 思维 模式 出 发 ， 本 书 的 内 容 编排 打破 传统 教材 的 编写 杠 
架 ; 整个 系列 由 工程 实例 导入 ,然后 展开 理论 描述 ， 更 符合 教师 的 教学 要 求 ， 也 方便 培养 
学 生 的 理论 与 实践 一 体 化 的 目标 。 








2 工程 和 从 控制 。。 NN 
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(4) 案例 全 面 。 采 用 最 新 的 工程 案例 ,切合 实际 ; 工程 案例 的 引用 不 局 限于 地 域 ， 而 
向 全 国 。 

(5) 方便 教学 。 全 套 教材 以 立体 化 精品 教材 为 构建 目标 ， 提 供 完备 的 电子 教案 、 习 题 
参考 答案 及 电子 课件 等 教学 资源 ， 适 合 教学 需要 。 

本 书 既 可 作为 高 职高 专 院 校 建筑 工程 类 相关 专业 的 教材 和 指导 书 ， 也 可 以 作为 土建 施 
类 及 工程 管理 类 等 专业 执业 资格 考试 的 培训 教材 。 

本 书 由 内 蒙古 建筑 职业 技术 学 院 斯 庆 、 河 南 建筑 职业 技术 学 院 宋 显 锐 任 主编 ， 济南 工 
程 职 业 技 术 学 院 关 永 冰 、 武 汉 工 业 职 业 技 术 学 院 周 业 梅 、 内 蒙古 建筑 职业 技术 学 院 褚 蔷 晶 
任 副 主编 ,全书 由 斯 庆 负 责 统 稿 。 内 蒙古 建筑 职业 技术 学 院 银 花 对 本 书 进行 了 审读 ， 并 提 
出 了 很 多 宝贵 意见 ， 对 本 书 的 编写 工作 也 提供 了 很 大 的 帮助 ， 在 此 表示 感谢 ! 

本 书 在 编写 过 程 中 参考 和 引用 了 国内 外 大 量 文献 资料 ， 在 此 前 向 原 书 作 者 表示 衷心 感 
谢 ! 由 于 编者 水 平 有 限 ， 书 中 难免 存在 不 足 和 芷 漏 之 处 ， 敬 请 各 位 读者 批评 指正 。 联 系 
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内 容 简 介 


本 书 针对 高 等 职业 技术 应 用 型 人 才 的 培养 目标 和 要 求 ， 结 合 高 等 职业 教育 的 特点 ， 以 理论 知识 够 用 、 
突出 实践 为 目的 编写 。 本 书 内 容 按照 基本 建设 程序 编排 ， 以 工程 造价 控制 原理 为 基础 ， 为 培养 实践 能 力 
导 人 大 量 的 工程 实例 ， 与 其 他 专业 课程 内 容 之 间 保 持 相 互 渗透 、 相 互 统 一 的 关系 。 同 时 ， 本 书 介绍 了 工 
程 造 价 领域 最 新 颁布 的 法 规 和 相关 政策 ， 体 现 知识 的 综合 性 、 实 用 性 、 实 践 性 和 政策 性 。 

全 书 共 分 7 章 ， 主 要 内 容 包括 建设 工程 造价 构成 、 建 设 工程 造价 确定 的 依据 、 建 设 工程 决策 阶段 工 
程 造价 控制 、 建 设 工程 设计 阶段 工程 造价 控制 、 建 设 工程 招 投标 阶段 工程 造价 控制 、 建 设 工程 施工 阶段 
工程 造价 控制 和 建设 工程 竣工 验收 阶段 工程 造价 控制 。 

本 书 既 可 作为 高 职高 专 院 校 工程 造价 、 建 筑 工程 管理 、 工 程 监理 等 专业 的 教学 用 书 ， 也 可 作为 造价 
员 等 执业 资格 考试 的 培训 教材 。 
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为 适应 21 世纪 高 等 职业 教育 发 展 的 需要 ， 结 合 高 职高 专 建筑 工程 管理 专业 、 工 程 造 
价 专业 培养 目标 ,依据 “工程 造价 控制 ”课程 的 标准 和 教学 大 纲 ， 以 理论 知识 适度 够 用 、 
培养 职业 能 力 为 目标 ， 以 从 事 建筑 工程 管理 与 工程 造价 工作 所 需 的 政策 制度 和 基本 知识 为 
重点 ,本 书 导入 了 大 量 的 典型 案例 ， 具 有 综合 性 和 实践 性 的 特点 。 
本 书 结合 国家 最 新 颁布 的 行业 规范 、 标 准 修 订 ， 以 工程 建设 全 过 程 造价 管理 为 线索 ， 
系统 地 阐述 了 工程 建设 决策 阶段 、 设 计 阶 段 、 招 投标 阶段 、 施 工 阶 段 、 竣 工 验收 阶段 的 工 
程 造 价 控制 技术 与 方法 。 本 书 结合 注册 造价 工程 师 考 试 内 容 和 工程 造价 控制 领域 前 沿 知 











拌 题 、 简 答题 和 实 训 题 等 内 容 ， 具 有 体例 新 颖 、 结 构 完整 、 案 例 全 面 、 便 于 教学 、 注 重 实 
践 等 特点 
全 书 内 容 按照 60 学 时 安排 ， 推 荐 学 时 分 配 : 第 1 章 8 学 时 , 第 2 章 6 学 时 , 第 3 章 
12 学 时 , 第 4 章 8 学 时 , 第 5 章 10 学 时 第 6 章 12 学 时 ,第 7 章 4 学 时 。 各 院 校 可 以 根 
据 实际 情况 ， 灵 活 地 安排 教学 内 容 。 

本 书 由 内 蒙古 建筑 职业 技术 学 院 斯 庆 担任 主编 ， 内 蒙古 建筑 职业 技术 学 院 王 秀 英和 
褚 葫 唱 ， 河 南 建筑 职业 技术 学 院 周 艳 冬 担任 副 主编 。 其 中 王 秀 英 编写 第 1 章 和 第 2 章 ， 
褚 苹 晶 编写 第 3 章 和 第 5 章 ” 斯 庆 编 写 第 4 章 、 第 6 章 和 第 7 章 ， 周 艳 冬 也 参与 了 本 书 的 
编写 ,为 本 书 的 修订 工作 提出 了 建设 性 的 意见 。* 全 书 由 斯 庆 负 责 统 稿 。 

内 蒙古 建设 工程 造价 管理 总 站 站 长 杨 延 真 和 内 蒙古 公 诚 信 造 价 咨询 公司 董事 长 赵 秀 琴 
对 本 书 进行 了 审读 ， 并 提出 了 很 多 宝贵 意见 ， 对 本 书 的 修订 工作 提供 了 很 大 的 帮助 ， 在 此 



































表示 感谢 ! 
本 书 在 编写 过 程 中 ,参考 和 引用 了 国内 外 大 量 文献 资料 ， 在 此 谨 向 相关 作者 表示 惠 心 
的 感谢 ! 


由 于 编者 水 平 有 限 ， 书 中 难免 存在 不 足 和 玻 漏 之 处 ， 敬 请 各 位 读者 批评 指正 。 


本 书 为 北京 大 学 出 版 社 “21 世纪 全 国 高 职高 专 土建 系列 技能 型 规划 教材 ”之 一 。 为 
适应 高 等 职业 教育 的 发 展 需要 ， 结 合 高 职高 专 建筑 工程 管理 专业 、 工 程 造价 专业 培养 目 
标 , 依据 “工程 造价 控制 ”课程 的 教学 大 纲 ， 以 理论 知识 适度 够 用 、 加 强 职业 能 力 培养 为 
目标 编写 了 本 书 。 以 从 事 建筑 工程 管理 与 工程 造价 工作 所 需 的 政策 、 制 度 和 基本 知识 作为 
重点 ， 本 书 导 入 大量 的 典型 案例 ， 体 现 了 “能 力 本 位 ”的 课程 观 。 

全 书 内 容 共 分 7 章 ， 主 要 包括 建设 工程 造价 构成 、 建 设 工程 造价 确定 的 依据 、 建 设 工 
程 决策 阶段 工程 造价 控制 、 建 设 工程 设计 阶段 工程 造价 控制 、 建设 工 程 招 投标 阶段 工程 造 
价 控制 、 建 设 工程 施工 阶段 工程 造价 控制 、 建 设 工程 竣工 验收 阶段 工程 造价 控制 等 。 

全 书 内 容 建 议 按 照 56 学 时 编排 ， 推 荐 学 时 分 配 : 第 上 章 6 学 时 , 第 2 章 4 学 时 , 第 3 
章 10 学 时 ,第 4 章 10 学 时 , 第 5 章 10 学 时 ， 第 6 章 ,.12 学 时 ,第 7 章 4 学时。 教师 可 以 
根据 实际 情况 ， 灵 活 地 安排 教学 内 容 。 

本 书 的 内 容 按照 基本 建设 程序 设置 。 以 工程 造价 控制 原理 为 基础 ， 曾 述 了 建设 工程 决 
策 阶段 、 设 计 阶 段 、 招 投标 阶段 、 施 下 阶段 和 竣工 验收 阶段 的 工程 造价 控制 技术 与 方法 。 
书 中 引用 了 大 量 的 典型 案例 ， 并 推荐 了 相关 阅读 资料 ,对 学 生 拓 展 知识 面 有 积极 的 作用 。 
本 书 的 特色 如 下 。 

(1) 体现 了 政策 性 。 本 书 的 编写 过 程 中 参照 了 工程 造价 领域 最 新 颁布 的 法 规 和 相关 政 
策 ， 尤 其 是 工程 造价 行业 的 新 法 规 、 新 规范 和 新 经 验 。 

(2) 内 容 结构 的 新 颖 性 。 本 书 的 主要 内 容 列 出 了 学 习 目 标 、 学 习 要 求 、 学 习 重 点 、 引 
例 、 知 识 点 、 特 别提 示 、 相 关 案例 和 能 力 评价 体系 ， 练 习题 主要 以 选择 题 、 简 答题 和 实 训 
题 为 主 ， 同 时 在 重点 章节 列 出 了 工程 造价 领域 前 沿 知识 ， 体 现 了 内 容 结 构 的 新 颖 性 。 

(3) 注重 了 适用 性 。 本 书 的 编写 人 员 由 具备 多 年 实践 教学 经 验 和 工作 经 验 的 多 个 区 
域 、 多 个 院 校 的 教师 及 专家 组 成 ， 将 丰富 的 教学 典型 案例 运用 到 书 中 ， 同 时， 本 书 的 编写 
内 容 考 虑 到 学 生 考取 执业 资格 证 书 的 需要 ,结合 了 注册 造价 工程 师 考试 教材 的 内 容 。 

(4) 实践 性 强 。 本 书 的 编写 以 当前 实际 开展 的 工作 为 主要 内 容 ， 辅 以 典型 案例 分 析 ， 
点 说 明 如 何 操作 ， 旨 在 提高 学 生 的 实践 操作 能 力 。 

(5) 注重 了 实用 性 。 

此 外 ， 本 系列 规划 教材 充分 体现 了 “技能 型 ”的 定位 ， 具 有 以 下 特点 。 

(1) 系列 完整 。 结 合 建筑 工程 、 工 程 管理 和 工程 造价 等 土建 类 专业 相关 学 科 与 课程 之 
间 的 关系 ， 整 个 系列 体系 严密 完整 。 

(2) 针对 性 强 。 切 合 高 等 职业 教育 的 培养 目标 侧重 技能 传授 , 平衡 理论 与 实践 教学 

































































内 容 。 
(3) 体例 新 颖 。 从 人 类 常规 的 思维 模式 出 发 ， 本 书 的 内 容 编排 打破 传统 教材 的 编写 杠 
架 ; 整个 系列 由 工程 实例 导入 ,然后 展开 理论 描述 ， 更 符合 教师 的 教学 要 求 ， 也 方便 培养 
学 生 的 理论 与 实践 一 体 化 的 目标 。 
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(4) 案例 全 面 。 采 用 最 新 的 工程 案例 ,切合 实际 ; 工程 案例 的 引用 不 局 限于 地 域 ， 而 
向 全 国 。 

(5) 方便 教学 。 全 套 教材 以 立体 化 精品 教材 为 构建 目标 ， 提 供 完备 的 电子 教案 、 习 题 
参考 答案 及 电子 课件 等 教学 资源 ， 适 合 教学 需要 。 

本 书 既 可 作为 高 职高 专 院 校 建筑 工程 类 相关 专业 的 教材 和 指导 书 ， 也 可 以 作为 土建 施 
类 及 工程 管理 类 等 专业 执业 资格 考试 的 培训 教材 。 

本 书 由 内 蒙古 建筑 职业 技术 学 院 斯 庆 、 河 南 建筑 职业 技术 学 院 宋 显 锐 任 主编 ， 济南 工 
程 职 业 技 术 学 院 关 永 冰 、 武 汉 工 业 职 业 技 术 学 院 周 业 梅 、 内 蒙古 建筑 职业 技术 学 院 褚 蔷 晶 
任 副 主编 ,全书 由 斯 庆 负 责 统 稿 。 内 蒙古 建筑 职业 技术 学 院 银 花 对 本 书 进行 了 审读 ， 并 提 
出 了 很 多 宝贵 意见 ， 对 本 书 的 编写 工作 也 提供 了 很 大 的 帮助 ， 在 此 表示 感谢 ! 

本 书 在 编写 过 程 中 参考 和 引用 了 国内 外 大 量 文献 资料 ， 在 此 前 向 原 书 作 者 表示 衷心 感 
谢 ! 由 于 编者 水 平 有 限 ， 书 中 难免 存在 不 足 和 芷 漏 之 处 ， 敬 请 各 位 读者 批评 指正 。 联 系 


E-mail: linsiqing@163. com。 







































































编 者 
2008 年 11 月 


MHI NW 


CONTENTS 。。。。。。。。。。 












第 1 章 建设 工程 造价 构成 …………… 1 
1.1 工程 造价 控制 概述 pp 2 
1.2 工程 造价 构成 概述 11 
1.3 设备 及 工 、 器 具 购 置 费用 的 

构成 ee 12 
1.4 建筑 安装 工程 费用 的 构成 ………… 16 
1.5 工程 建设 其 他 费用 的 构成 和 

计算 “ 28 
1.6 预备 费 和 建设 期 利息 35 
本 章 小 结 3 
习题 ，…… 
综合 实 训 “ 

第 2 章 ”建设 工程 造价 确定 的 依据 …… 42 


2.1 建设 工程 定额 
2.2 工程 量 清单 计价 

2.3 其 他 确定 依据 
本 章 小 结 
习题 PEE 
综合 实 训 一 
综合 实 训 二 

第 3 章 ”建设 工程 决策 阶段 工程 造价 
控制 四 
3.1 可 行 性 研究 
3.2 建设 工程 投资 估算 
3.3 建设 项 目 财务 评价 ， 




















控制 


OO 人 


4.2 设计 概算 的 编制 与 审查 ………… 
4.3 施工 疼 预 算 的 编制 与 审查 ……… 
本 章 小 结 ee。 















综合 实 训 一 144 
综合 实 训 二 ee *» 145 
第 5 章 “ 建 设 工程 招 投标 阶段 工程 造价 
控制 146 
5 建设 工程 招 投标 概述 ……*……… BY 
5.2 招标 控制 价 的 编制 3 
5.3 建设 工程 投标 报价 
5.4 建设 工程 合同 价款 的 确定 ， 164 
本 章 水 结 |: 170 
习题 ……… 171 





控制 175 
6.1 施工 阶段 工程 造价 控制 概述 ……* 176 
6.2 工程 变更 及 合同 价款 调整 178 






6.3 工程 索赔 …“ 182 








6.4 建设 工程 价款 结算 …… 190 
6.5 资金 使 用 计划 的 编制 与 应 用 ……” 202 
本 章 小 结 214 
214 
综合 实 训 216 
第 7 章 建设 工程 竣工 验收 阶段 工程 
造价 控制 sse 218 
本 可 竣工 决算 oo 219 
7.2 保修 费用 处 理 pp 226 
本 章 小 结 2 : 






1 章 
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建设 工程 造价 构成 












了 解 工程 造价 控制 的 相关 知识 ; 掌握 工程 造价 的 构成 ， 设 备 及 工 、 器 具 购 置 
费用 的 构成 ， 建 筑 安装 工程 费用 的 构成 ; 熟悉 工程 建设 其 他 费用 的 构成 ,预备 费 、 
建设 期 贷款 利息 的 含义 及 计算 方法 。 




















工程 造价 的 含义 、 工 程 造 价 的 特点 、 工 程 计价 的 特征 、 
了 解 呈 程 造价 控制 的 | 工程 造价 管理 的 含义 、 全 面 造价 管理 的 含义 、 我 国 工 | 10%f 
相关 知识 程 造价 管理 的 目标 、 工 程 造 价 管理 的 任务 、 工 程 造价 
管理 的 基本 内 容 、 工 程 造价 管理 的 组 织 
我 国 现行 建设 项 目 投资 构成 ; 我 国 现行 建设 项 目 工程 
掌握 工程 造价 构成 造价 的 构成 30% 
掌握 设备 及 工 、 器 具 | 设备 购置 党 的 构成 及 计算 方法 ; 辽 交 
购置 费用 的 构成 工 、 器 具 及 生产 家 具 购 置 费 的 构成 及 计算 方法 4 
掌握 建筑 安装 工程 党 | 我 国 现行 的 建筑 安装 工程 沉 用 的 构成 、 直 接 费 、 间 接 | wy 
用 的 构成 党、 利润 及 税金 包 括 的 内 容 及 计算 方法 
热 起 工 程 建设 其 他 寓 | 土地 使 用 费 、 与 项 目 建设 有 关 的 其 他 费用 、 与 未 来 企 | 1 0 
用 的 构成 业经 营 有 关 的 其 他 费用 的 含义 及 计算 方法 
于 二 各党 、 奸 设 期 | 预备 费 、 建 设 期货 款 和 息 的 含义 及 计算 方法 10% 
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某 综 合 楼 工程 ， 在 项 目 决策 阶段 由 建设 单位 召集 规划 、 设 计 、 大 学 教授 、 施 工 等 专家 
进行 座谈 ， 根 据 地 理 位 置 、 投 资 渠 道 、 对 建成 后 的 收益 等 进行 可 行 性 研讨 ， 定 论 后 通过 招 
投标 选择 施工 单位 。 

该 项 目 主管 接 到 任务 后 ， 对 该 项 工程 先 组 建 概 预算 小 组 (由 建设 单位 、 施 工 单位 、 监 
理 单 位 组 成 )， 对 该 大 楼 作 完 整 、 详 细 的 预算 和 工料 分 析 ， 结 合 施 工 管理 程序 ， 将 其 融 于 
其 中 ， 进行 分 工 合作 ， 指 定 专 人 负责 。 同 时 要 求 在 施工 过 程 中 各 负 其 责 ， 及 时 沟通 ， 相 互 
间 密 切 配合 ， 严 格 按照 事前 规定 办 事 ， 按 月 审核 工程 量 后 ， 将 所 发 生 的 费用 与 事前 核定 的 
预算 对 照 。 一 旦 发 现 出 入 较 大 ， 及 时 召开 碰头 会 ， 分 析 原 因 所 在 ， 将 讨论 的 意见 下 达 ， 使 
工程 得 到 及 时 调整 ， 充 分 发 挥 工 程 造价 管理 在 施工 中 的 作用 。 

经 过 三 方 的 配合 操作 ， 项 目 完成 后 ， 虽 然 施 工 前 的 工作 量 较 大 施工 过 程 却 获得 了 收 
益 ， 费 用 也 比 同等 规模 的 工程 节省 5 中 左右 。 从 这 个 工程 实例 可 以 看 出 ， 工 程 项 目 只 有 经 
过 全 过 程 造价 管理 ， 同 时 与 工程 相 结合 ， 才 能 够 强化 整个 工程 过 程 ， 最 有 效 地 控制 工程 
造价 。 


1 1 陋 注 


1.1.1 工程 造价 的 含义 及 其 特点 


1. 工程 造价 的 含义 

工程 造价 通常 是 指 工程 建设 预计 或 实际 支出 的 费用 。 由 于 所 处 的 角度 不 同 ， 工 程 造价 
有 两 种 不 同 含义 

(1) 从 投资 者 (业主 ) 的 角度 分 析 ， 工 程 造价 是 指 建 设 一 项 工程 预期 开支 或 实际 开支 的 
全 部 资产 投资 费用 。 投 资 者 为 了 获得 投资 项 目的 预期 效益 ， 需 要 对 项 目 进行 策划 决策 及 建 
设 实 施 ， 直 至 竣工 验收 等 一 系列 投资 管理 活动 。 在 上 述 活动 中 所 花费 的 全 部 费用 就 构成 了 
工程 造价 。 从 这 个 意义 上 讲 ， 建 设 工程 造价 就 是 建设 工程 项 目 固定 资产 总 投资 。 

(2) 从 市 场 交易 的 角度 分 析 ， 工 程 造价 是 指 为 建成 一 项 工程 ， 预 计 或 实际 预计 或 实际 
在 工程 发 承包 交易 活动 中 所 形成 的 建筑 安装 工程 费用 或 建设 工程 总 费用 。 显 然 ， 工 程 造价 
的 这 种 含义 是 指 以 建设 工程 这 种 特定 的 商品 形式 作为 交易 对 象 ， 通 过 招标 投标 或 其 他 交易 
方式 ， 在 进行 多 次 预 估 的 基础 上 ， 最 终 申 市 场 形成 的 价格 。 这 里 指 的 工程 ， 既 可 以 是 涵盖 
站 很 大 的 一 个 建设 工程 项 日 ， 也 可 以 是 其 中 的 一 个 单项 工程 或 单位 工程 ， 甚 至 可 以 是 整 
个 建设 工程 中 的 某 个 阶段 ， 如 建筑 安装 工程 、 装 饰 装修 工程 或 者 其 中 的 某 个 组 成 部 分 。 
© OB On 

人 们 通常 将 工程 造价 的 第 二 种 含义 认定 为 工程 承 发 包 价格 。 工 程 造价 的 两 种 含义 是 从 
不 同 角度 把 握 同 一 种 事物 的 本 质 。 

对 建设 工程 投资 者 来 说 ， 市 场 经 济 条 件 下 的 工程 造价 就 是 项 目 投资 ， 是“ 购买” 项目 
要 付出 的 价格 ， 同 时 也 是 投资 者 在 作为 市 场 供给 主体 “出 售 ” 项 目 时 定价 的 基础 。 

对 承包 商 、 供 应 商 ， 以 及 规划 、 设 计 等 机 构 来 说 ， 工 程 价格 是 他 们 作为 市 场 供给 主体 
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出 售 商品 和 劳务 的 价格 总 和 ,或 者 是 特 指 范围 的 工程 造价 ， 如 建筑 安装 工程 造价 。 


He 





9 应 用 案例 ),-) 


工程 造价 通常 是 指 工程 的 建造 价格 ， 其 含义 有 两 种 ， 下 列 关 于 工程 造价 的 表述 正确 的 是 (  )。 

A 从 投资 者 (业主 ) 的 角度 而 言 ， 工 程 造 价 是 指 建设 一 项 工程 预期 开支 或 实际 开支 的 全 部 投资 
费用 

B， 从 市 场 交 易 的 角度 而 言 ， 工 程 造 价 是 指 为 建成 一 项 工程 ， 预 期 或 实际 在 交易 活动 中 形成 的 建 
筑 安装 工程 费用 或 建设 工程 总 费用 

C. 工程 造价 涵盖 的 范围 只 能 是 一 个 建设 工程 项 目 

D. 通常 人 们 将 工程 造价 的 第 一 种 含义 认定 为 工程 承 发 包 价格 

解 : 工程 造价 通常 是 指 工程 的 建造 价格 ， 其 含义 有 两 种 ， 应 掌握 两 种 含义 及 其 意义 。 

本 题 答 案 : B 


2. 工程 造价 的 特点 

工程 建设 的 特点 决定 了 工程 造价 具有 以 正 特点 。 

1) 大 和 额 性 

能 够 发 挥 投资 效用 的 任何 一 项 工程 ; 不 仅 实 物 形体 庞大 ， 而 且 造 价 高 。 其 中 ， 特 大 型 
工程 项 目的 造价 可 达 百 亿 、 竹 亿 元 人 民 币 。 工 程 造 价 的 天 额 性 使 其 关系 到 有 关 各 方面 的 重 
大 经 济 利益 ， 同 时 也 会 对 宏观 经 济 产 生 重大 的 影响 ”这 就 决定 了 工程 造价 的 特殊 地 位 ， 也 
说 明了 工程 造价 管理 的 重要 意义 。 

2) 个 别 性 

任何 一 项 工程 都 有 特定 的 用 途 、 功 能 和 规模 。 因 此 ， 对 每 一 项 工程 的 结构 、 造 型 、 
间 分 割 、 设 备 配置 和 内 外 装饰 都 有 具体 的 要 求 ， 即 工程 内 容 和 实物 形态 都 具有 个 别 性 。 
品 个 别 性 决定 了 工程 造价 的 个 别 性 ， 同 时 ， 每 项 工程 所 处 的 地 区 、 地 段 都 不 相同 ， 这 使 得 
工程 造价 的 个 别 性 更 加 突出 。 

3) 动态 性 

任何 一 项 工程 从 决策 到 竣工 交付 使 用 ， 都 有 一 个 较 长 的 建设 期 。 在 此 期 间 ， 经 常会 出 
现 许 多 影响 工程 造价 的 因素 ， 如 工程 变更 ， 设 备 材 料 价格 、 工 资 标准 ， 以 及 利率 、 汇 率 的 
变化 等 ， 这 些 变化 必然 会 影响 到 工程 造价 的 变动 。 由 此 可 见 ， 工 程 造 价 在 整个 建设 期 内 处 
于 不 确定 状态 ， 直 至 竣工 决算 后 才能 最 终 决定 实际 造价 。 

4) 层次 性 
工程 造价 的 层次 性 取决 于 工程 的 层次 性 。 一 个 建设 项 目 往往 含有 多 个 能 独立 发 挥 设 计 
效能 的 单项 工程 (车 间 、 写 字 楼 、 住 宅 等 ) ， 一 个 单项 工程 又 是 由 能 够 各 自发 挥 专业 效能 的 
多 个 单位 工程 (土建 工程 、 电 器 安装 工程 等 ) 组 成 的 。 与 此 相对 应 ， 工 程 造价 有 3 个 层次 : 
建设 项 目 总 造价 、 单 项 工程 造价 和 单位 工程 造价 。 如 果 专 业 分 工 更 细 ， 单 位 工程 (如 土 
建 工程 ) 的 组 成 部 分 一 一 分 部 工程 也 可 以 成 为 交换 对 象 ， 如 大 型 土方 工程 、 基 础 工程 、 
装饰 工程 等 。 这 样 ， 工 程 造 价 的 层次 就 增加 分 部 工程 和 分 项 工程 两 个 层次 而 成 为 5 个 
层次 。 
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5) 兼容 性 

工程 造价 的 兼容 性 首先 表现 在 它 具有 两 种 含义 ， 其 次 表现 在 工程 造价 构成 因素 的 广泛 
性 和 复杂 性 。 在 工程 造价 中 ， 成 本 因素 非常 复杂 ， 其 中 为 获得 建设 工程 用 地 付出 的 费用 ， 
项 目 可 行 性 研究 和 规划 实际 费用 ， 与 政府 一 定时 期 政策 (特别 是 产业 政策 和 税收 政策 ) 相 关 
的 费用 占有 相当 的 份额 。 此 外 ， 垄 利 的 构成 也 较为 复杂 资金 成 本 也 较 大 。 


1.1.2 工程 造价 的 计价 特征 
工程 造价 的 计价 是 确定 工程 造价 的 形成 过 程 ， 所 以 工程 项 目的 特点 决定 了 工程 计价 的 














1. 计价 的 单 件 性 

建筑 产品 的 单 件 性 特点 决定 了 每 项 工程 都 必须 单独 计算 造价 : 

2. 计价 的 多 次 性 

建设 工期 周期 长 、 规 模 大 、 造 价 高 ， 需 要 按 建设 程序 决策 和 实施 ， 工 程 造价 的 计价 也 
需要 在 不 同 阶段 多 次 进行 ， 以 保证 工程 造价 计算 的 准确 性 和 控制 的 有 效 性 。 多 次 计价 是 个 
逐步 深化 、 逐 步 细 化 和 逐步 接近 实际 造价 的 过 程 。 大 型 建设 工程 项 目的 造价 计价 过 程 如 
图 1.1 所 示 。 
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图 1.1 工程 造价 多 次 计价 示意 图 


(1) 投资 估算 。 是 指 在 项 目 建议 书 和 可 行 性 研究 阶段 通过 编制 估算 文件 预先 测算 和 确 
定 的 工程 造价 。 投 资 估算 是 建设 项 目 进行 决策 、 筹 集资 金 和 合理 控制 造价 的 主要 依据 。 

(2) 概算 造价 。 是 指 在 初步 设计 阶段 ， 根 据 设计 意图 ， 通过 编制 工程 概算 文件 预先 测 
算 和 确定 的 工程 造价 。 与 投资 估算 造价 相 比 ， 概 算 造 价 的 准确 性 有 所 提高 ， 但 受 估算 造价 
的 控制 。 概 算 造 价 一 般 又 可 分 为 建设 项 目 概算 总 造价 、 各 个 单项 工程 概算 综合 造价 和 各 单 
位 工程 概算 造价 。 

(3) 修正 概算 造价 。 是 指 在 技术 设计 阶段 ,根据 技术 设计 的 要 求 .通过 编制 修正 概算 
文件 ， 预 先 测算 和 确定 的 工程 造价 。 修 正 概算 是 对 初步 设计 阶段 的 概算 造价 的 修正 和 调 
整 ， 比 概算 造价 准确 ， 但 受 概算 造价 控制 。 

(4) 预算 造价 。 是 指 在 施工 图 设计 阶段 ,根据 施工 图 纸 ， 通 过 编制 预算 文件 、 预 先 测 
算 和 确定 的 工程 造价 。 预 算 造 价 比 概算 造价 或 修正 概算 造价 更 为 详尽 和 准确 ,但 同样 要 受 
前 一 阶段 工程 造价 的 控制 。 并 非 每 一 个 工程 项 目 均 要 确定 预算 造价 。 目前， 有些 工 程 项 目 
需要 确定 招标 控制 价 以 限制 最 高 投标 报价 。 

(5) 合同 价 。 是 指 在 工程 发 承包 阶段 通过 签订 总 承包 合同 、 建 筑 安装 工程 承包 合同 、 
设备 材料 采购 合同 ， 以 及 技术 和 咨询 服务 合同 所 确定 的 价格 。 合 同 价 属于 市 场 价格 ， 它 是 
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发 承包 双方 根据 市 场 行情 通过 招 投标 等 方式 达成 一 致 、 共 同 认可 的 成 交 价 格 。 但 应 注 
意 , 合同 价 并 不 等 同 于 最 终结 算 的 实际 工程 造价 。 根 据 计价 方 法 不 同 ， 建 设 工程 合同 有 许 
多 类 型 ， 不 同类 型 合同 的 合同 价 内 涵 也 会 有 所 不 同 。 

(6) 结算 价 。 是 指 在 工程 竣工 验收 阶段 ， 按 合同 调价 范围 和 调价 方法 ， 对 实际 发 生 的 
工程 量 增 减 ， 设 备 和 材料 价差 等 进行 调整 后 计算 和 确定 的 价格 ， 反 映 的 是 工程 项 目 实际 千 
价 。 工 程 结算 文件 一 般 由 承包 单位 编制 ， 由 发 包 单位 审查 ， 也 可 以 委托 具有 相应 资质 的 工 
程 造价 咨询 机 构 进行 审查 。 

(7) 决算 价 。 是 指 工程 竣工 决算 阶段 ， 以 实物 数量 和 货币 指标 为 计量 单位 ， 综 合 反映 
竣工 项 目 从 筹建 开始 到 项 目 竣工 交付 使 用 为 止 的 全 部 建设 费用 。 工 程 决算 文件 一 般 是 由 建 
设 单位 编制 ， 上 报 相关 主管 部 门 审查 。 

3， 工程 造价 的 计价 组 合 性 

工程 造价 的 计算 是 分 部 组 合 而 成 的 ， 这 一 特征 和 建设 项 目的 组 合 性 有 关 。 一 个 建设 项 
目 是 一 个 工程 综合 体 ， 它 可 以 分 解 为 许多 有 内 在 联系 的 工程 ， 如 图 1. 2 所 示 。 从 计价 和 工 
程 管理 的 角度 看 ， 分 部 分 项 工程 还 可 以 进一步 地 分 解 . 建设 项 目的 组 合 性 决定 了 概算 造价 
和 预算 造价 的 逐步 组 合 过 程 ， 同 时 也 反映 到 合同 价 和 结算 价 的 确定 过 程 中 。 工 程 造价 的 计 
算 过 程 是 ， 分 部 分 项 工程 单价 ~ 单位 工程 造价 -> 单项 工程 造价 -> 建设 项 目 总 造价 。 
建设 项 目 单项 工程 单位 工程 分 部 工程 分 项 工程 
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图 1.2 建设 项 目 分 解 示意 图 

4. 工程 造价 计价 方法 的 多 样 性 

工程 的 多 次 计价 有 各 不 相同 的 计价 依据 ， 每 次 计价 的 精确 度 要 求 也 各 不 相同 ， 由 此 决 
定 了 计价 方法 的 多 样 性 。 例如， 计算 投资 估算 的 方法 有 设备 系数 法 、 生 产能 力 指 数 估算 法 
等 ;计算 概 、 预 算 造 价 的 方法 有 单价 法 和 实物 法 等 。 不 同 的 方法 也 有 不 同 的 适用 条 件 ， 计 
价 时 应 根据 具体 情况 加 以 选择 。 

5. 工程 造价 计价 依据 的 复杂 性 

影响 造价 的 因素 较 多 ， 这 决定 了 计价 依据 的 复杂 性 。 计 价 依据 主要 可 分 为 以 下 7 类 。 

(1) 计算 设备 和 工程 量 的 依据 。 包 括 项 目 建议 书 、 可 行 性 研究 报告 、 设 计 文 件 等 。 

(2) 人 工 、 材 料 、 机 械 等 实物 消耗 量 的 计算 依据 。 包 括 投资 估算 指标 、 概 算 定额 、 预 
算 定额 等 。 

(3) 计算 工程 单价 的 价格 依据 。 包 括 人 工 单价 、 材 料 价 格 、 材 料 运 杂费 、 机 械 台 班 
费 等 。 
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(4) 计算 设备 单价 的 依据 。 包 括 设备 原价 、 设 备 运 杂费 、 进 口 设备 关税 等 。 

(5) 计算 措施 费 、 间 接 费 和 工程 建设 其 他 费用 的 依据 。 主 要 是 相关 的 费用 定额 和 
指标 。 

(6) 政府 规定 的 税 、 费 。 

(7) 物价 指数 和 工程 造价 指数 。 工 程 造价 计价 依据 的 复杂 性 不 仅 使 计算 过 程 复杂 ， 而 
且 要 求 计价 人 员 熟 悉 各 类 依据 ， 并 加 以 正确 应 用 。 


1.1.3 工程 造价 管理 及 其 基本 内 容 





1. 工程 造价 管理 的 含义 

工程 造价 管理 的 含义 包括 两 方面 ， 一 是 建设 工程 投资 费用 管理 ， 二 是 建设 工程 价格 
管理 。 
1) 建设 工程 投资 费用 管理 
建设 工程 投资 费用 管理 是 指 为 了 实现 投资 的 预期 日 标 ， 在 拟定 的 规划 、 设 计 方案 的 条 
件 下 ， 预 测 、 计 算 、 确 定 和 监控 工程 造价 及 其 变动 的 系统 活动 ， 建 设 工程 投资 费用 管理 属 
于 投资 管理 的 范畴 ， 它 既 涵盖 了 微观 的 项 日 投资 费用 的 管理 ， 也 涵盖 了 宏观 层次 的 投资 费 
用 的 管理 。 

2) 建设 工程 价格 管理 

工程 价格 管理 ， 属 于 价格 管理 范畴 ; 在 社会 主义 市 场 经 济 条 件 下 ， 价 格 管理 分 两 个 层 
次 : 在 微观 层次 上 ， 是 生产 企业 在 掌握 市 场 价格 信息 的 基础 上 在， 为 实现 管理 目标 而 进行 的 
成 本 控制 、 计 价 、 定 价 和 竞价 的 系统 活动 ; 在 宏观 层次 上 ， 是 政府 根据 社会 经 济 发 展 的 要 
求 ， 利 用 法 律 手 段 、 经 济 手 段 和 行政 手段 对 价格 进行 管理 和 调控 ， 以 及 通过 市 场 管理 规范 
市 场 主体 价格 行为 的 系统 活动 。 
全 风 园 全 国生 

工程 建设 关系 国计民生 ,政府 投资 公共 、 公 益 性 项 目 在 今后 仍然 会 占 相当 份额 。 因 
此 ， 国 家 对 工程 造价 的 管理 ， 不 仅 承担 一 般 商 品 价格 的 调控 职能 ， 而 且 在 政府 投资 项 目 上 
也 承担 着 微观 主体 的 管理 职能 。 这 种 双重 角色 的 双重 管理 职能 是 工程 造价 管理 的 一 大 特 
色 。 区 分 不 同 的 管理 职能 ， 进 而 制定 不 同 的 管理 目标 ， 采 用 不 同 的 管理 方法 是 一 种 必然 的 
趋势 。 
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2. 全 面 造价 管理 

全 面 造价 管理 是 有 效 地 使 用 专业 知识 和 专门 的 技术 去 计划 和 控制 资源 、 造 价 、 盘 利和 
风险 。 建 设 工程 全 面 造价 管理 包括 全 寿命 期 造价 管理 、 全 过 程 造价 管理 、 全 要 素 造价 管理 
和 全 方位 造价 管理 。 

1) 全 寿命 期 造价 管理 

建设 工程 全 寿命 期 造价 是 指 建设 工程 初始 建造 成 本 和 建成 后 的 日 常 使 用 成 本 之 和 ， 它 
包括 建设 前 期 、 建 设 期 、 使 用 期 及 拆除 期 各 个 阶段 的 成 本 。 在 工程 建设 及 使 用 的 不 同 阶 
段 , 工程 造价 存在 诸多 不 确定 性 ， 这 使 得 工程 造价 管理 至 今 只 能 作为 一 种 现实 建设 工程 全 
寿命 最 小 化 的 指导 思想 ， 用 来 指导 建设 工程 的 投资 决策 及 设计 方案 的 选择 。 
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2) 全 过 程 造价 管理 

建设 工程 全 过 程 是 指 建 设 工程 前 期 决策 、 设 计 、 招 投标 、 施 工 、 竣 工 验收 等 各 个 阶 
段 。 全 过 程 工 程 造价 管理 覆盖 建设 工程 前 期 决策 及 实施 的 各 个 阶段 ， 包 括 前 期 决策 阶段 的 
项 目 策划 、 投 资 估算 、 项 目 经 济 评价 、 项 目 融资 方案 分 析 ， 设 计 阶 段 的 限额 设计 、 方 案 比 
选 、 概 预算 编制 ， 招 投标 阶段 的 标 段 划分 、 承 发 包 模 式 及 合同 形式 的 选择 、 招 标 控制 价 或 
标底 编制 ， 施 工 阶段 的 工程 计量 与 结算 、 工 程 变更 控制 、 索 赔 管理 ， 竣 工 验 收 阶段 的 竣工 
结算 与 决算 等 。 

3) 全 要 素 造 价 管理 

建设 工程 造价 管理 不 能 单 就 工程 造价 本 身 谈 造价 管理 ， 因 为 除 工程 本 身 造 价 之 外 ， 工 
期 、 质 量 、 安 全 及 环境 等 因素 均 会 对 工程 造价 产生 影响 。 为 此 ， 控 制 建设 工程 造价 不 仅 是 
控制 建设 工程 本 身 的 成 本 ， 还 应 同时 考虑 工期 成 本 、 质 量 成 本 、 安全 与 环境 成 本 的 控制 ， 
从 而 实现 工程 成 本 、 工 期 、 质 量 、 安 全 、 环 境 的 集成 管理 。 

4) 全 方位 造价 管理 

建设 工程 造价 管理 不 仅 是 业主 或 承包 单位 的 任务 ,也 应 该 是 政府 建设 行政 主管 部 门 、 行 
业 协 会 、 业 主 方 、 设 计 方 、 承 包 方 以 及 有 关 咨 询 机 构 的 共同 任务 。 尽 管 各 方 的 地 位 、 利 益 、 
角度 等 有 所 不 同 ， 但 必须 建立 完善 的 协同 工作 机 制 ， 才 能 实现 建设 工程 造价 的 有 效 控制 。 

3. 我 国 工程 造价 管理 的 基本 内 容 

1) 工程 造价 管理 的 目标 
- 程 造价 管理 的 目标 是 按照 经 济 规律 的 要 求 ， 根 据 社会 主义 市 场 经 济 的 发 展 形势 ， 利 
用 科学 的 管理 方法 和 先进 的 管理 手段 ， 合 理 地 确定 造价 和 有 效 地 控制 造价 ， 以 提高 投资 效 
益 和 建筑 安装 企业 经 营 效果 5 
2) 工程 造价 管理 的 任务 
工程 造价 管理 的 任务 是 .加强 工程 造价 的 全 过 程 动 态 管理 ， 强 化 工程 造价 的 约束 机 
制 ， 维 护 有 关 各 方 的 经 济 利益 ， 规 范 价格 行为 ， 促 进 微观 效益 和 宏观 效益 的 统一 。 
) 工程 造价 管理 的 基本 内 容 
[ 程 造 价 管理 的 基本 内 容 就 是 合理 确定 和 有 效 控制 工程 造价 。 

(1) 所 谓 工 程 造 价 的 合理 确定 ， 就 是 在 建设 程序 的 各 个 阶段 ， 合 理 确定 投资 估算 、 概 
算 造 价 、 预 算 造价 、 承 包 合同 价 、 结 算 价 、 瘫 工 决算 价 。 

@ 在 项 目 建议 书 阶段 ， 按 照 有 关 规 定编 制 的 初步 投资 估算 ， 经 过 有 关 部 门 批准 ， 作 
为 拟 建 项 目 列 入 国家 中 长 期 计划 和 开展 前 期 工作 的 控制 造价 。 

@ 在 项 目 可 行 性 研究 阶段 ， 按 照 有 关 规定 编制 的 投资 估算 ， 经 过 有 关 部 门 批 准 ， 作 
为 该 项 目的 控制 造价 。 

@ 在 初步 设计 阶段 ， 按 照 有 关 规 定编 制 的 初步 设计 总 预算 经 过 有 关 部 门 批准 即 可 作 
为 拟 建 项 目 工程 造价 的 最 高 限额 。 

@ 在 施工 图 阶段 ， 按 照 规定 编制 施工 图 预算 ， 用 以 核实 施工 图 阶段 预算 造价 是 否 超 
过 批准 的 初步 设计 概算 。 对 以 施工 图 预算 为 基础 实施 招标 的 工程 ， 承 包 合同 价 也 是 以 经 济 
合同 形式 确定 的 建筑 安装 工程 造价 。 

@ 在 工程 实施 阶段 要 按照 承包 方 实际 的 工程 量 ， 以 合同 价 为 基础 ， 同 时 考虑 因为 物 
价 变 动 所 引起 的 造价 变更 ， 以 及 设计 中 难以 预计 的 而 在 实施 阶段 实际 发 生 的 工程 和 费用 ， 
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合理 确定 结算 价 。 
@ 在 竣工 验收 阶段 ， 全 面 汇集 在 工程 建设 过 程 中 实际 花费 的 全 部 费用 ， 编 制 竣工 决 
算 ， 以 体现 建设 工程 的 实际 造价 。 
(2) 所 谓 工 程 造价 的 有 效 控制 ， 就 是 在 优化 建设 方案 、 设 计 方 案 的 基础 上 ， 在 建设 程 
序 的 各 个 阶段 ， 采 用 一 定 的 方法 和 措施 把 工程 造价 的 发 生 控制 在 合理 的 范围 和 核定 的 造价 
限额 以 内 。 具 体 地 说 就 是 : 用 投资 估算 价 控制 设计 方案 的 选择 和 初步 设计 概算 造价 ， 用 概 
算 造价 控制 技术 设计 和 修正 概算 造价 ， 用 概算 造价 或 修正 概算 造价 控制 施工 图 设计 和 预算 
造价 。 通 过 工程 造价 的 有 效 控制 以 求 合 理 使 用 人 力 、 物 力 和 财力 ， 取 得 较 好 的 投资 效益 。 
有 效 控制 工程 造价 应 体现 以 下 3 项 原则 。 




















的 同时 ， 应 注意 工程 设计 阶段 的 造价 控制 。 工 程 造价 控制 的 关键 在 于 前 期 决策 和 设计 阶 
段 , 而 在 项 目 投资 决策 完成 之 后 ， 控 制 工程 造价 的 关键 在 于 设计 建设 工程 全 寿命 期 费用 
包括 工程 造价 和 工程 交付 使 用 后 的 经 常 开支 费用 ( 含 经 营 费用 、 日 常 维护 修理 费用 、 使 用 
期 内 大 修理 和 局 部 更 新 费用 ) 以 及 该 项 目 使 用 期 满 后 的 报废 拆除 费用 等 。 据 西方 一 些 国 家 
分 析 ， 设 计 费 一 般 不 足 建设 工程 全 寿命 期 费用 的 1%， 但 正 是 这 少 于 1% 的 费用 对 工程 造 
价 的 影响 度 占 到 75 儿 以 上 ， 由 此 可 见 ， 设 计 质 量 对 整个 工程 建设 的 效益 是 至 关 重 要 的 。 

@ 主动 控制 以 取得 令 人 满意 的 结果 ,长 期 以 来 ， 人 们 一 直 把 控制 理解 为 目标 值 与 实 
际 值 的 比较 ， 当 实际 值 偏离 目标 值 时 ,分 析 其 产生 偏差 的 原因 并 确定 下 一 步 的 对 策 。 在 工 
程 建设 全 过 程 进 行 这 样 的 工程 造价 控制 当然 是 有 意义 的 ;但 问题 在 于 这 种 立足 于 调查 一 分 
析 一 决策 的 基础 之 上 的 偏离 一 纠偏 一 再 纠偏 的 控制 是 一 种 被 动 的 控制 ， 因 为 这 样 做 只 能 发 
现 偏离 ， 不 能 预防 可 能 发 生 的 偏离 。 为 尽 可 能 地 减少 以 至 避免 目标 值 与 实际 值 的 偏离 ， 还 
必须 立足 于 事先 主动 地 采取 控制 措施 ， 实 现 主动 控制 ， 也 就 是 说 ， 工 程 造价 控制 不 仅 要 反 
映 投资 决策 ， 反 映 设计 、 发 包 和 施工 (被 动 地 控制 工程 造价 )， 更 要 能 动 地 影响 投资 决策 ， 
影响 设计 、 发 包 和 施工 (主动 地 控制 工程 造价 ) 。 

@ 技术 与 经 济 相 结合 是 控制 工程 造价 最 有 效 的 手段 。 要 有 效 地 控制 工程 造价 ， 应 从 
组 织 、 技 术 、 经 济 等 多 方面 采取 措施 。 从 组 织 上 采取 的 措施 包括 明确 项 目 组 织 结构 ， 明 确 
造价 控制 及 其 任务 ， 明 确 管理 职能 分 工 ; 从 技术 上 采取 的 措施 包括 重视 设计 多 方案 选择 ， 
严格 审查 监督 初步 设计 、 技 术 设计 施工 图 设计 ， 深入 技术 领域 研究 节约 投资 的 可 能 性 ;从 
经 济 上 采取 的 措施 包括 动态 地 控制 造价 的 计划 值 和 实际 值 ， 严 格 审核 各 项 费用 支出 ， 采 取 
对 节约 投资 的 有 力 奖惩 措施 等 。 

4. 工程 造价 管理 的 组 织 


工程 造价 管理 的 组 织 是 指 为 了 实现 工程 造价 管理 目标 而 进行 的 有 效 组 织 活 动 ， 以 及 与 
造价 管理 功能 相关 的 有 机 群体 。 它 是 工程 造价 动态 的 组 织 活动 过 程 和 相对 静态 的 造价 管理 
部 门 的 统一 ， 有 具体 来 说 主要 是 指 国家 、 地 方 、 部 门 和 企业 之 间 管 理 权 限 和 职责 范围 的 
划分 。 
工程 造价 管理 组 织 有 3 个 系统 。 

1) 政府 行政 管理 系统 

政府 在 工程 造价 管理 中 既是 宏观 管理 主体 ， 也 是 政府 投资 目的 的 微观 管理 主体 。 从 宏 
观 管理 角度 来 讲 ， 政 府 对 工程 造价 管理 有 一 个 严密 的 组 织 系统 ,设置 了 多 层次 管理 机 构 ， 
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规定 了 管理 权限 和 职责 范围 。 国 家 建设 行政 主管 部 门 的 造价 管理 机 构 在 全 国 范围 内 行使 管 









































理 职 能 ， 它 在 工程 造价 管理 工作 方面 承担 的 主要 职责 有 以 下 几 个 方面 。 
(1) 组 织 制定 工程 造价 管理 的 有 关 法 规 、 制 度 并 组 织 贯彻 实施 。 
(2) 组 织 制定 全 国 统一 经 济 定额 和 制定 、 修 订 本 部 门 经 济 定额 。 
(3) 监督 指导 全 国 统一 经 济 定额 和 部 管 行业 经 济 定额 的 实施 。 


















































(4) 制定 工程 造价 咨询 单位 的 资质 标准 并 监督 执行 ， 提 出 工程 造价 专业 技术 人 员 执 业 

















资格 标准 。 
(5) 负责 全 国 工程 造价 咨询 单位 资质 工作 ， 负 责 全 国 甲 级 工程 造价 咨询 单位 的 资质 
审定 。 





省 、 自 治 区 、 直 辖 市 和 国务 院 其 他 主管 部 门 的 造价 管理 机 构 在 其 管理 辖区 范围 内 行使 
相应 的 管理 职能 ;省 辖 市 和 地 区 的 造价 管理 部 门 在 所 辖 地 区 内 行使 相应 的 管理 职能 。 





2) 企 、 事 业 机 构 管理 系统 


企 、 事 业 机 构 对 工程 造价 的 管理 属 微观 管理 的 范畴 = 设计 单位 、 工 程 造价 咨询 企业 按 
照 业 主 或 委托 方 的 意图 ， 在 可 行 性 研究 和 规划 设计 阶段 合理 确定 和 有 效 控制 建设 工程 造 





价 ， 如 : 通过 限额 设计 等 手段 实现 设 定 的 造价 管理 目标 ; 在 招 投标 工作 中 编制 招 


招标 控制 价 或 标底 ， 参 加 评 标 、 合 同 谈判 等 工作 ;在 项 目 实施 阶段 ， 通 过 对 设计 变更 、 工 
期 、 索 赔 和 结算 等 管理 进行 造价 控制 等 :设计 单位 、 工 程 造价 咨询 企业 通过 在 全 过 程 造价 


管理 中 的 业绩 ， 赢 得 自己 的 信誉 ,提高 市 场 竞争 力 。 





企业 的 投标 决策 ， 并 通过 对 市 场 的 调查 研究 ， 利 用 过 去 积累 的 经 验 研 究 报价 策略 ， 


价 ， 在 施工 过 程 中 进行 工程 造价 的 动态 管理 ， 并 注意 各 种 调价 因素 的 发 生 和 工程 价款 的 结 
算 ， 避 免 收益 的 流失 以 促进 企业 盘 利 目标 的 实现 。 工 程 承 包 企业 在 加 强 工 程 造价 管理 的 同 
时 还 要 加 强 企业 内 部 的 各 项 管理 ， 特 别 要 加 强 成 本 控制 ， 这 样 才 能 切实 保证 企业 有 较 高 的 





利润 水 平 。 
3) 行业 协会 管理 系统 





在 全 国 各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 及 一 些 大 中 城市 ， 先 后 成 立 了 工程 造价 管理 协会 ， 对 工 








程 造价 咨询 工作 和 造价 工程 师 实行 行业 管理 。 


- 程 承包 企业 的 造价 管理 是 企业 的 重要 内 容 。 工 程 承 包 企 业 设 有 专门 的 职能 各 


标 文件 、 


几 构 参与 
提出 报 





成 立 于 1990 年 7 月 的 中 国 建设 工程 造价 管理 协会 是 我 国 建设 工程 造价 管理 的 行业 协 














会 ,其 前 身 是 1985 年 成 立 的 中 国 工程 建设 概 预算 委员 会 。 
协会 的 业务 范围 包括 以 下 几 方 面 。 





(1) 研究 工程 造价 管理 体制 的 改革 ， 行 业 发 展 、 行 业 政策 、 市 场 准 入 制度 及 行为 规范 


等 理论 与 实践 问题 。 





(2) 探讨 提高 政府 和 业主 项 目 投资 效益 ， 科 学 预测 和 控制 工程 造价 ， 促 进 现代 化 管理 














技术 在 工程 造价 咨询 行业 的 运用 ， 向 国家 行政 部 门 提供 建议 。 

(3) 接受 国家 行政 主管 部 门 的 委托 ， 承 担 工程 造价 咨询 行业 和 造价 工程 师 执 
职业 教育 等 具体 工作 ， 研 究 并 提出 与 工程 造价 有 关 的 规章 制度 及 工程 造价 咨询 行 + 
标准 、 合 同 范本 、 职 业 道德 规范 等 行业 标准 ， 并 推动 实施 。 



































此 资格 及 
此 的 资质 





(4) 对 外 代表 我 国 造价 工程 师 组 织 和 工程 造价 咨询 行业 ， 与 国际 组 织 及 各 国 同行 组 织 




















建立 联系 与 交往 ， 签 订 有 关 协议 ， 为 会 员 开展 国际 交流 与 合作 等 对 外 业务 服务 。 


IN 
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(5) 建立 工程 造价 信息 服务 系统 ， 编 辑 、 出 版 有 关 工程 造价 方面 的 刊物 和 参考 资料 ， 组 织 
交流 和 推广 先进 工程 造价 咨询 经 验 ， 举 办 有 关 职 业 培 训 和 国际 工程 造价 咨询 业务 研讨 活动 。 

(6) 在 国内 外 工程 造价 咨询 活动 中 ， 维 护 和 增进 会 员 的 合法 权益 ， 协 调解 决 会 员 和 行 
业 间 的 有 关 问题 ;受理 关于 工程 造价 咨询 执业 违规 的 投诉 ， 配 合 行政 主管 部 门 进行 处 理 ， 
并 向 政府 部 门 和 有 关 方 面 反映 会 员 单位 和 工程 造价 咨询 人 员 的 建议 和 意见 。 

(7) 指导 各 专业 委员 会 和 地 方 造价 协会 的 业务 工作 。 

(8) 组 织 完成 政府 有 关 部 门 和 社会 各 界 委托 的 其 他 业务 。 


EN 

我 国 工程 造价 管理 体系 是 随 着 新 中 国 的 成 立 而 建立 的 。 在 20 世纪 50 年 代 ， 我 国 引进 
了 苏联 的 概 预算 定额 管理 制度 ， 设 立 了 概 预算 管理 部 门 ， 并 通过 颁布 一 系列 文件 ， 建 立 了 
概 预算 工作 制度 ， 同 时 对 概 预算 的 编制 原则 、 内 容 、 方 法 和 审批 修正 方法 、 程 序 等 作出 
了 明确 的 规定 。 

从 20 世纪 50 年代 后 期 至 70 年 代 中 期 ， 概 预算 定额 管理 工作 遗 到 严重 的 破坏 ， 概 预 
算 和 定额 管理 机 构 被 撤销 ， 大 量 基础 资料 被 销毁 。 

从 1977 年 起 ， 国 家 恢复 建设 工程 造价 管理 机 构 。 经 过 30 多 年 的 不 断 深化 改革 ， 国 务 
院 建设 行政 主管 部 门 及 其 他 各 有 关 部 门 和 各 地 区 对 建立 健全 建设 工程 造价 管理 制度 ， 改 进 
建设 工程 造价 计价 依据 做 了 大 量 的 工作 。 

随 着 社会 主义 市 场 经 济 的 逐步 确立 、 我 国 工程 建设 中 传统 的 概 预 算 定额 管理 模式 已 无 
法 适应 优化 资源 配置 的 需求 -将 传统 的 概 预 算 定 额 管理 模式 转变 为 工程 造价 管理 模式 已 成 
为 必然 趋势 。 这 种 改革 主要 表现 在 以 下 几 个 方面 。 

(1) 重视 和 加 强项 目 决策 阶段 的 投资 估算 工作 ,努力 提高 可 行 性 研究 报告 投资 估算 的 
准确 度 ， 切 实 发 挥 其 控制 建设 项 目 总 造价 的 作用 : 

(2) 明确 概 预 算 工作 不 仅 要 反映 设计 、， 计算 工程 造价 ， 更 要 能 动 地 影响 设计 、 优 化 设 
计 ， 并 发 挥 控制 工程 造价 、 促 进 合理 使 用 建设 资金 的 作用 。 工 程 设计 人 员 要 进行 多 方案 的 
技术 经 济 比较 ， 通 过 优化 设计 来 保证 涉及 的 技术 经 济 合理 性 。 

(3) 从 建筑 产品 也 是 商品 的 认识 出 发 ， 以 价值 为 基础 ， 确 定 建设 工程 的 造价 和 建筑 安 
装 工程 的 造价 ， 使 工程 造价 的 构成 合理 化 ， 逐渐 与 国际 惯例 接轨 。 

(4) 引入 竞争 机 制 ， 通 过 招 投标 方式 择优 选择 工程 承包 公司 和 设备 材料 供应 单位 ， 以 
使 这 些 单位 改善 经 营 管理 ， 提 高 应 变 能 力 和 竞争 能 力 ， 降 低 工程 造价 。 

(5) 提出 用 “动态 ”方法 研究 和 管理 工程 造价 。 研 究 如 何 体现 项 目 投资 额 的 时 间 价 
值 ， 要 求 各 地 区 、 各 部 门 工程 管理 机 构 定期 公布 各 种 设备 、 材 料 、 工 资 、 机 械 台 班 的 价格 
指数 及 各 类 工程 造价 指数 .要求 尽 快 建立 地 区 、 部 门 乃至 全 国 的 工程 造价 管理 信息 系统 。 

(6) 提出 要 对 工程 造价 的 估算 、 概 算 、 预 算 、 承 包 合同 价 、 结 算 价 、 竣 工 决 算 实行 
“一 体 化 ”管理 ， 并 研究 如 何 建立 一 体 化 的 管理 制度 ， 改 变 过 去 分 段 管理 的 状况 。 

(7) 发 展 壮大 工程 造价 咨询 机 构 ， 建 立 健全 造价 工程 师 执 业 资 格 制度 。 

我 国 工程 造价 管理 体制 改革 的 最 终 目标 是 : 建立 市 场 形成 价格 的 机 制 ， 实 现 工程 造价 
管理 市 场 化 ， 形 成 社会 化 的 工程 造价 管理 咨询 服务 业 ， 与 国际 惯例 接轨 。 
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1.2 机 肯 


1.2.1 我 国 现行 建设 项 目 投资 构成 


建设 项 目 总 投资 是 为 完成 工程 项 目 建设 并 达到 使 用 要 求 或 生产 条 件 ， 在 建设 期 内 预计 
或 实际 投入 的 全 部 费用 总 和 。 生 产 性 建设 项 目 总 投资 包括 建设 投资 、 建 设 期 利息 和 流动 资 
金 三 部 分 ; 非 生产 性 建设 项 目 总 投资 包括 建设 投资 和 建设 期 利息 两 部 分 。 其 中 建设 投资 和 
建设 期 利息 之 和 对 应 于 固定 资产 投资 ， 固 定 资产 投资 与 建设 项 目的 工程 造价 在 量 上 相等 。 
工程 造价 基本 构成 包括 用 于 购买 工程 项 目 所 含 各 种 设备 的 费用 ， 用 于 建筑 施工 和 安装 
施工 所 需 支 出 的 费 于 委托 工程 勘察 设计 应 支付 的 费用 ， 用 于 购置 土地 所 需 的 费 
也 包括 用 于 建设 单位 自身 进行 项 目 筹建 和 项 目 管理 所 花费 的 费用 等 ， 总 之 ， 工程 造价 是 按 
照 确定 的 建设 内 容 、 建 设 规模 、 建 设 标准 、 功 能 要 求 和 使 用 要 求 等 将 工程 项 目 全 部 建成 ， 
在 建设 期 预计 或 实际 支出 的 建设 费用 。 


1.2.2 ”我 国 现行 建设 项 目 工程 造价 的 构成 


工程 造价 中 的 主要 构成 部 分 是 建设 投资 建设 投资 是 为 完成 工程 项 目 建 设 ,在 建设 期 
内 投入 且 形 成 现金 流出 的 全 部 费用 。 根据 国家 发 改 委 和 建设 部 发 布 的 《建设 项 目 经 济 评价 
方法 与 参数 (第 三 版 )》( 发 改 投资 [2006]1325 号 ) 的 规定 建设 投资 包括 工程 费用 、 工 程 
建设 其 他 费用 和 预备 费 三 部 分 。 工程 费用 是 指 建设 期 内 直接 用 于 工程 建造 、 设 备 购置 及 其 
安装 的 建设 投资 ， 可 以 分 为 建筑 安装 工程 费 和 设备 及 工 器 具 购 置 费 ; 工程 建设 其 他 费用 是 
指 建设 期 发 生 的 与 土地 使 用 权 取 得 、 整 个 工程 项 目 建设 以 及 未 来 生产 经 营 有 关 的 构成 建设 
投资 ， 但 不 包括 在 工程 费用 中 的 费用 。 预 备 费 是 在 建设 期 内 为 各 种 不 可 预见 因素 的 变化 而 
预 留 的 可 能 增加 的 费用 ， 包 括 基本 预备 费 和 价差 预备 费 。 建 设 项 目 总 投资 的 具体 构成 内 容 
如 图 1. 3 所 示 。 


























































































































设备 及 工 器 具 购 置 费 

直接 费 

间接 费 

利润 

税金 
建设 用 地 费 

工程 建设 其 他 费用 1 与 项 目 建设 有 关 的 其 他 费用 
与 未 来 生产 经 营 有 关 的 其 他 费用 

基本 预备 费 


价差 预备 费 


工程 费用 





建筑 安装 工程 费 


建设 投资 


Ee 资 产 投资 一 工程 千 
国定 资产 投资 一 工程 造价 | 


建设 期 利息 
固定 资产 投资 方向 调节 税 (目前 已 暂停 征收 ) 


流动 资产 投资 一 一 流动 资金 
图 1.3 我 国 现行 工程 造价 的 构成 
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2 ， 


某 建设 项 目 投资 构成 中 ， 设 备 购置 费 1 000 万 元 ， 工具、 器 具 及 生产 家 具 购 置 费 200 万 元 ， 建 筑 
工程 费 800 万 元 ， 安 装 工程 费 500 万 元 ， 工 程 建设 其 他 费用 400 万 元 ， 基 本 预备 费 150 万 元 ， 涨 价 预 
备 费 350 万 元 ， 建 设 期 贷款 2 000 万 ， 应 计 利息 120 万 元 ， 流 动 资金 500 万 元 ， 则 该 项 目的 工程 造价 
为 多 少 ? 

解 : 根据 我 国 目前 的 规定 ， 建 设 总 投资 由 固定 资产 投资 和 流动 资产 投资 组 成 ， 其 中 固定 资产 投 
资 即 通常 所 说 的 工程 造价 ， 流 动 资产 投资 即 流动 资金 。 因 此 工程 造价 中 不 含 流动 资金 部 分 。 

则 工程 造价 为 : 1 000 十 200 十 800 十 500 十 400 十 150 十 350 十 120 一 3 520( 万 元 ) 








设备 及 工 、 器 具 购 置 费用 是 由 设备 购置 费用 和 著 具 , 器具 及 生产 家 具 购 置 费 用 组 
成 的 。 


1.3.1 设备 购置 费 的 构成 及 计算 


设备 购置 费 是 指 购置 或 自制 的 达到 固定 资产 标准 的 设备 、 工 器 具 及 生产 家 具 等 所 需 的 
费用 。 

设备 购置 费 包 括 设备 原价 和 设备 运 杂 费 ， 即 

设备 购置 费 三 设备 原价 或 进口 设备 抵 岸 价 十 设备 运 杂 费 C11) 

式 中 ; 设备 原价 系 指 国 产 标 准 设备 、 非 标准 设备 的 原价 ; 设备 运 杂 费 系 指 设备 原价 中 未 包 
括 的 包装 和 包装 材料 费 、 运 输 费 、 装 印 费 、 采购 费 及 仓库 保管 费 、 供 销 部 门 手续 费 等 。 

1. 国产 标准 设备 原价 的 构成 及 计算 

国产 标准 设备 是 指 按 照 主 管 部 门 颁布 的 标准 图 纸 和 技术 要 求 ， 由 设备 生产 厂 批量 生产 
的 符合 国家 质量 检验 标准 的 设备 。 国 产 标准 设备 原价 一 般 指 的 是 设备 制造 厂 的 交 货 价 ， 即 
出 厂价 。 国 产 设备 原价 有 两 种 ， 即 带 有 备件 的 原件 和 不 带 有 备件 的 原件 ， 在 计算 时 一 般 采 
带 有 备件 的 原价 。 
2. 国产 非 标准 设备 原价 
非 标准 设备 是 指 国家 尚 无 定型 标准 ， 各 设备 生产 厂 不 可 能 在 工艺 过 程 中 采用 批量 生 
产 ， 只 能 按 一 次 订货 ， 并 根据 具体 的 设备 图 纸 制 造 的 设备 。 非 标准 设备 原价 有 多 种 不 同 的 
计算 方法 ， 如 成 本 计算 估价 法 、 系 列 设备 插入 估价 法 、 分 部 组 合 估价 法 、 定 额 估价 法 等 。 

3. 进口 设备 抵 岸 价 原价 的 构成 及 其 计算 

进口 设备 的 原价 即 进口 设备 抵 岸 价 ， 是 指 抵达 买方 边境 港口 或 边境 车 站 ， 且 交 完 关税 
以 后 的 价格 。 进 口 设 备 抵 岸 价 的 构成 与 进口 设备 的 交 货 类 别 有 关 。 

1) 进口 设备 的 交 货 类 别 

进口 设备 的 交 货 类 别 可 分 为 内 陆 交 货 类 、 目 的 地 交 货 类 、 装 运 港 交 货 类 。 

(1) 内 陆 交 货 类 ， 即 卖方 在 出 口 国 内 陆 的 某 个 地 点 交 货 。 在 交 货 地 点 ,卖方 及 时 提交 
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合同 规定 的 货物 和 有 关 赁 证， 并 承担 交 货 前 的 一 切 费用 和 风险 ; 买方 按时 接受 货物 ， 交 付 
货款 ， 承 担 接 货 后 的 一 切 费 用 和 风险 ， 并 自行 办 理 出 口 手续 和 装运 出 口 。 货 物 的 所 有 权 也 
在 交 货 后 ， 由 卖方 转移 给 买方 。 

(2) 目的 地 交 货 类 ， 即 卖方 在 进口 国 的 港口 或 内 地 交 货 ， 包 括 目的 港 船上 交 货 价 、 目 
的 港 船 边 交 货 价 (FEOS) 、 目 的 港 码头 交 货 价 ( 关 税 已 付 ) 及 完税 后 交 货 价 ( 进 口 国 目的 地 的 
指定 地 点 )。 它 们 的 特点 是 : 买卖 双方 承担 的 责任 、 费 用 和 风险 是 以 目的 地 约定 交 货 点 为 
分 界线 ， 只 有 当 卖 方 在 交 货 点 将 货物 置 于 买方 控制 下 方 算 交 货 ， 方 能 向 买方 收取 货款 。 这 
类 交 货 价 对 卖方 来 说 承担 的 风险 较 大 ， 在 国际 贸易 中 卖方 一 般 不 愿意 采用 这 类 交 货 方式 。 

(3) 装运 港 交 货 类 ， 即 卖方 在 出 口 国 装运 港 完成 交 货 任务 。 主 要 有 : 装运 港 船 上 交 货 
价 (FOB)， 习 惯 称 为 离 岸 价 ; 运费 在 内 价 (CFR)， 运费 、 保 险 费 在 内 价 (CIF)， 习惯 称 为 
到 岸 价 。 它 们 的 特点 主要 是 : 卖方 按照 约定 的 时 间 在 装运 港 交 货 , 只 要 卖方 把 合同 规定 的 
货物 装 船 后 提供 货运 单据 便 完 成 交 货 任务 ， 并 可 赁 单据 收回 货款 : 
00m 

装运 港 船上 交 货 价 (FEOB) 是 我 国 进口 设备 采用 最 多 的 一 种 货 价 。 

采用 装运 港 船 上 交 货 价 (FOB) 时 ， 卖 方 的 责任 是 负责 在 合同 规定 的 装运 港口 和 规定 的 
期 限 内 ， 将 货物 装 上 买方 指定 的 船只 ， 并 及 时 通知 买方 ， 负 责 货物 装 船 前 的 一 切 费 用 和 风 
险 ， 负 责 办 理 出 口 手续 ， 提 供出 口 国政 府 或 有 关 方 面 签 发 的 证 件 ， 负 责 提 供 有 关 装 运 
单据 。 

买方 的 责任 是 负责 租 船 或 订 舱 支付 运费 ， 并 将 船 期 船 名 通知 卖方 ， 承 担 货物 装 船 
后 的 一 切 费 用 和 风险 ， 负 责 办 理 保 险 及 支付 保险 费 % 办 理 在 目的 港 的 进口 和 收 货 手 续 ， 接 
受 卖 方 提供 的 有 关 装 运单 据 ， 并 按 合 同 规定 支付 货款 。 


/一 中 
ns, 


在 进口 设备 交 货 类 别 中 ， 买 方 承担 风险 最 大 的 交 货 方式 是 什么 ? 

解 : 进口 设备 在 不 同 交 货 地 点 交 货 ， 卖 方 承担 的 风险 程度 不 一 样 。 在 出 口 国内 陆 的 某 个 地 点 交 
货 ， 卖 方 及 时 提交 合同 规定 的 货物 和 有 关 凭 证， 并 负担 提交 货 前 的 一 切 费 用 和 风险 ; 买方 按时 接受 
货物 ， 交 付 货 款 ， 负 担 接 货 后 的 一 切 费用 和 风险 ， 并 自行 办 理 出 口 手 续 和 装运 出 口 ， 因 此 买方 承担 
的 风险 比 其 他 交 货 方式 的 风险 大 。 

2) 进口 设备 抵 岸 价 的 构成 

进口 设备 如 果 采 用 装运 港 船上 交 货 价 (FOB) ， 其 抵 岸 价 构成 可 概括 为 
进口 设备 抵 岸 价 一 货 价 十 国外 运费 十 国外 运输 保险 费 十 银行 财务 费 十 外 贸 手 续费 

进口 关税 十 增值 税 十 消费 税 十 海关 监管 手续 费 十 车 辆 购置 附加 费 
C1.27 

(1) 货 价 。 一 般 指 装运 港 船上 交 货 价 (FOB)。 设 备货 价 分 为 原 币 货 价 和 人 民 币 货 价 ， 
原 币 货 价 一 律 折算 为 美元 表示 ， 人 民 币 货 价 按 原 币 货 价 乘 以 外 汇市 场 美元 兑换 人 民 币 中 间 
价 确定 ， 进 口 设备 货 价 按 有 关 生 产 厂商 询 价 、 报 价 、 订 货 合 同 价 计算 。 

(2) 国际 运费 。 即 从 装运 港 ( 站 ) 到 达 我 国 抵达 港 (站 ) 的 运费 。 我 国 进口 设备 大 部 分 
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采用 海洋 运输 ， 小 部 分 采用 铁路 运输 ,个 别 采 用 航空 运输 。 进 口 设备 国际 运费 计算 公 



































式 为 
国际 运费 ( 海 、 陆 、 空 ) 王 原 币 货 价 (FEOB)X 运 费 率 (1.3) 
际 运费 ( 海 、 陆 、 空 )= 运 量 X 单 位 运 价 (1.4) 























式 中 : 运费 率 或 单位 运 价 参照 有 关 部 门 或 进出 口 公司 的 规定 执行 。 
(3) 运输 保险 费 。 对 外 贸易 货物 运输 保险 是 由 保险 人 (保险 公司 ) 与 被 保险 人 (出 口 人 
或 进口 人 ) 订 立 保险 契约 ， 在 被 保险 人 交付 议定 的 保险 费 后 ， 保 险 人 根据 保险 契约 的 规定 
对 货物 在 运输 过 程 中 发 生 的 承保 责任 范围 内 的 损失 给 予 经 济 上 的 补偿 ， 这 属于 财产 保险 ， 
计算 公式 为 
运输 保险 费 一 [ 原 币 货 价 (FOB) 十 国外 运费 ] 二 (1 一 保险 费 率 ) 关 保险 费 率 (1.5) 
式 中 : 保险 费 率 按 保险 公司 规定 的 进口 货物 保险 费 率 计算 。 
(4) 银行 财务 费 。 一 般 是 指 中 国 银行 手续 费 ， 计 算 公式 为 
银行 财务 费 二 人民币 货 价 (FOB) xX 银行 财务 费 率 (一 般 为 0.4%~0.5%) (1.6) 
(5) 外 贸 手 续费 。 指 按 对 外 经 济 贸易 部 规定 的 外 贸 手 续费 率 计 取 的 费用 ， 外 贸 手续 费 
率 一 般 取 1. 5%， 计 算 公 式 为 
外 贸 手 续费 二 [装运 港 沿 上 交 货 价 (FOB) 十 国际 运费 十 运输 保险 费 ] 关外 贸 手 续费 率 





Cl 
(6) 关税 。 关 税 是 由 海关 对 进出 国境 或 关 境 的 货物 和 物品 征收 的 一 种 税 ， 计 算 公 式 为 
关税 二 到 岸 价格 (CIF〉X 进 日 关税 率 (1.8) 


式 中 : 到 岸 价格 (CIF) 包 括 离 岸 价格 (FOB)、 国 际 运 费 ; 运输 保险 费 等 费用 ， 它 作为 关税 
完税 价格 ; 进口 关税 税率 分 为 优惠 和 普通 两 种 "普通 税率 适用 于 与 我 国 未 订 有 关税 互惠 条 
款 的 贸易 条 约 或 协定 的 国家 与 地 区 的 进口 设备 ,… 当 进口 货物 来 自 于 与 我 国 签订 有 关税 互惠 
条 款 的 贸易 条 约 或 协定 的 国家 与 地 区 时 ， 按 优惠 税率 征 税 。 进 口 关税 税率 按 中 华人 民 共和 
国 海关 总 署 发 布 的 进口 关税 税率 计算 。 
(7) 增值 税 。 增 值 税 是 我 国政 府 对 从 事 进 口 贸易 的 单位 和 个 人 ， 在 进口 商品 报关 进口 
后 征收 的 税种 。 我 国 增值 税 条 例 规定 ， 进 口 应 纳税 产品 均 按 组 成 计 税 价 格 和 增值 税 税率 直 
接 计算 应 纳税 额 ， 计 算 公式 为 
进口 产品 增值 税额 一 组 成 计 税 价格 头 增值 税 税率 (1.9) 
组 成 计 税 价格 一 关税 完税 价格 十 关税 十 消费 税 (1. 10) 
式 中 : 增值 税 税率 根据 规定 的 税率 计算 。 
(8) 消费 税 。 对 部 分 进口 设备 (如 轿车 、 摩 托 车 等 ) 征 收 ， 一 般 计 算 公式 为 
应 纳 消费 税额 三 (到 岸 价 十 关税 ) 二 (一 消费 税 税率 ) XX 消费 税 税率 (1.11) 
式 中 : 消费 税 税率 根据 规定 的 税率 计算 。 
(9) 海关 监管 手续 费 。 海 关 监管 手续 费 是 指 海关 对 进口 减 税 、 免 税 、 保 税 货物 实施 监 
督 、 管 理 、 提 供 服务 的 手续 费 ， 对 于 全 额 征 收 进口 关税 的 货物 不 计 本 项 费用 。 海 关 监管 手 


























续费 计算 公式 为 

海关 监管 手续 费 一 到 岸 价 X 海 关 监管 手续 费 率 (1.12) 
式 中 : 海关 监管 手续 费 率 一 一 进口 免税 、 保 税 货物 为 0. 3%， 进 口 减 税 货物 为 0.3% X 减 
税 百分率 。 
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(10) 车 辆 购置 附加 费 。 进 口 车 辆 需 缴 进口 车 辆 购置 附加 费 ， 计 算 公式 为 
进口 车 辆 购置 附加 费 一 (到 岸 价格 十 关税 十 消费 税 十 增值 税 ) 进口 车 辆 购置 附加 费 率 


(1.13) 
民 


某 项 目 进口 一 批 工艺 设备 ， 其 银行 财务 费 为 4.25 万 元 ， 外 贸 手 续费 为 18. 9 万 元 ， 关 税 税率 为 
20%， 增 值 税 税率 为 17%， 拭 岸 价 为 1 792. 19 万 元 ， 该 批 设备 无 消费 税 、 海 关 监 管 手续 费 ， 则 该 批 
设备 的 到 岸 价格 (CIF) 为 多 少 ? 

解 : 进口 设备 抵 岸 价 一 货 价 十 国外 运费 十 国外 运输 保险 费 十 银行 财务 费 十 外 贸 手 续费 十 进口 关 
税 十 增值 税 十 消费 税 十 海关 监管 手续 费 十 车 辆 购置 附加 费 

则 1 792. 19 王 到 岸 价格 十 4. 25 十 18. 9 十 到 岸 价格 X20% 十 到 岸 价格 尖 20% X17% 

所 以 ， 到 岸 价格 为 





1 792. 19 一 4. .25 一 18.9 


i 1 460K 帮 元 ) 

4 设备 运 杂 费 

1) 设备 运 杂 费 的 构成 

设备 运 杂 费 通 常 由 下 列 各 项 构成 。 

(1) 运费 和 装卸 费 。 对 于 国产 标准 设备 ， 是 指 由 设备 制造 厂 交 货 地 点 起 至 工地 仓库 止 
(或 施工 组 织 设 计 指 定 的 需要 安装 设备 的 堆放 地 点 ) 所 发 生 的 运费 和 装 印 费 。 对 于 进口 设 
备 ， 则 是 指 由 我 国 到 岸 港 日 或 边境 车 站 起 至 工地 仓库 止 (或 施工 组 织 设计 指定 的 需要 安装 
设备 的 堆放 地 点 ) 所 发 生 的 运费 和 装卸 费 。 

(2) 包装 费 ， 在 设备 出 厂价 格 中 没有 包含 的 设备 包装 和 包装 材料 器 具 费 。 

(3) 供销 部 门 的 手续 费 。 按 有 关 部 门 规定 的 统一 费 率 计算 。 

(4) 采购 与 仓库 保管 费 。 指 采购 、 验 收 、 保 管 和 收发 设备 所 发 生 的 各 种 费用 ， 包 括 设 
备 采购 、 保 管 和 管理 人 员 的 工资 、 工 资 附加 费 、 办 公费 、 差 旅 交通 费 ， 设 备 供应 部 门 办 公 
和 仓库 所 占 固定 资产 使 用 费 、 工 具 用 具 使 用 费 、 劳 动 保护 费 、 检 验 试验 费 等 。 这 些 费 用 可 
按 主管 部 门 规定 的 采购 与 保管 费 率 计算 。 

2) 设备 运 杂 费 的 计算 

设备 运 杂 费 按 设备 原价 乘 以 设备 运 杂 费 率 计算 . 其 计算 公式 为 

设备 运 杂 费 二 设备 原价 X 设 备 运 杂费 率 (1.14) 


1.3.2 工具、 器 具 及 生产 家 具 购 置 费 的 构成 及 计算 


工 、 器 具 及 生产 家 具 购 置 费 是 指 新 建 项 目 或 扩建 项 目 初步 设计 规定 所 必须 购置 的 不 够 
固定 资产 标准 的 设备 、 仪 器 、 工 具 、 器 具 、 生 产 家 具 和 备品 备件 的 费用 ， 其 一 般 计 算 公 
式 为 
















































































工具 、 器 具 及 生产 家 具 购 置 费 = 设备 购置 费 X 定 额 费 率 (1.15) 
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1.4 


1.4.1 建筑 安装 费用 介绍 


建筑 安装 费用 包括 建筑 工程 费用 和 安装 工程 费用 。 

1. 建筑 工程 费用 的 内 容 

建筑 工程 费用 的 内 容 包括 以 下 几 方 面 。 

(1) 各 类 房屋 建筑 工程 和 列 人 房屋 建筑 工程 预算 的 供水 、 供 暖 、 了 卫生、 通风 、 煤 气 等 
设备 费用 及 其 装饰 和 油 饰 工程 的 费用 ， 列 入 建筑 工程 预算 的 各 种 管道 、 电 力 、 电 信和 电线 
导线 敷设 工程 的 费用 。 

(2) 设备 基础 、 支 柱 、 工 作 台 、 烟 囚 、 水 塔 、 水 池 、 灰 弄 等 建筑 工程 ， 以 及 各 种 炉 窗 
的 砌 筑 工 程 和 金属 结构 工程 的 费用 。 

(3) 为 施工 而 进行 的 场地 平整 工程 和 水 文 地 质 勘 察 、 原 有 建筑 物 和 障碍 物 的 拆除 ， 以 
及 施工 临时 用 水 、 电 、 气 、 路 和 完工 后 的 场地 清理 ; 环境 绿化 、 美 化 等 工作 的 费用 。 

(4) 矿井 开凿 、 井 埠 延 伸 、 露 天 矿 剥 离 ; 石油 、 天 然 气 钻井 ， 修 建 铁路 、 公 路 、 桥 
梁 、 水 库 、 堤 坝 、 灌 渠 及 防洪 等 工程 的 费用 。 

2. 安装 工程 费用 

安装 工程 费用 的 内 容 包 括 以 下 两 方面 。 

(1) 生产、 动力、 超重 、 运 输 、 传 动 和 医疗 、 实 验 等 各 种 需要 安装 的 机 械 设 备 的 装配 
费用 ， 与 设备 相连 的 工作 人 台 、 梯 子 、 栏 杆 等 设施 的 工程 费用 ， 附 属于 被 安装 设备 的 管线 敷 
设 工程 费用 ， 以 及 被 安装 设备 的 绝缘 、 防 腐 、 保 温 、 油 漆 等 工作 的 材料 费 和 安装 费 

(2) 为 测定 安装 工程 质量 ， 对 单 台 设备 进行 单机 试 运转 、 对 系统 设备 进行 系统 联动 无 
负荷 试 运转 工作 的 调试 费 。 

1.4.2 建筑 安装 工程 费用 内 容 及 构成 概述 


根据 《建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》( 建 标 [2013] 44 号 ) 文 件 的 规定 ， 建 筑 安装 工 
程 费用 项 目 按 费用 构成 要 素 组 成 划分 为 人 工 费 、 材 料 费 (包含 工程 设备 ， 下 同 )、 施 工 机 具 
使 用 费 、 企 业 管理 费 、 利 润 、 规 费 和 税金 ， 其 中 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 具 使 用 费 、 企 
管理 费 和 利润 ， 包 含 在 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 中 。 其 具体 构成 妇 
1.4 所 示 。 建 筑 安装 工程 费用 项 目 按 造 价 形成 顺序 划分 为 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 
费 、 其 他 项 目 费 、 规 费 、 税 金 ， 其 中 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 包含 人 工 
费 ， 材 料 费 ， 施 工 机 具 使 用 费 ， 企 业 管理 费 和 利润 。 其 具体 构成 如 图 1. 5 所 示 。 


1.4.3 建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 ( 按 费 用 构成 要 素 划分 ) 
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1 志 全 要 
人 工 费 是 指 按 工资 总 额 构成 规定 ,支付 给 从 事 建筑 安装 工程 施工 的 生产 工人 和 附属 生 
产 单位 工人 的 各 项 费用 。 内 容 包括 以 下 几 点 。 
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图 1.4 建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 ( 按 费 用 构成 要 素 划 分 ) 
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图 1.5 建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 ( 按 造价 形成 划分 ) 
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(1) 计时 工资 或 计件 工资 。 是 指 按 计时 工资 标准 和 工作 时 间或 对 已 做 工作 按 计件 单价 
支付 给 个 人 的 劳动 报酬 。 

(2) 奖金 。 是 指 对 超额 劳动 和 增收 节 支 支付 给 个 人 的 劳动 报酬 ， 如 节约 奖 、 劳 动 竞赛 
奖 等 。 

(3) 津贴 补贴 。 是 指 为 了 补偿 职工 特殊 或 额外 的 劳动 消耗 和 因 其 他 特殊 原因 支付 给 个 
人 的 津贴 ， 以 及 为 了 保证 职工 工资 水 平 不 受 物 价 影响 支付 给 个 人 的 物价 补贴 。 如 流动 施工 
津贴 、 特 殊 地 区 施工 津贴 、 高 温 ( 寒 ) 作 业 临时 津贴 、 高 空 津贴 等 。 
(4) 加 班 加 点 工资 。 是 指 按 规 定 支付 的 在 法 定 节假日 工作 的 加 班 工资 和 在 法 定 日 工作 
时 间 外 延 时 工作 的 加 点 工资 。 
(5) 特殊 情况 下 支付 的 工资 。 是 指 根据 国家 法 律 、 法 规 和 政策 规定 ， 因 病 、 工 伤 、 产 
假 、 计 划 生 育 假 、 婚 丧 假 、 事 假 、 探 亲 假 、 定 期 休假 、 停 工学 习 、 执 行 国家 或 社会 义务 等 
原因 ， 按 计时 工资 标准 或 计时 工资 标准 的 一 定 比例 支付 的 工资 。 

人 工 费 的 计算 公式 为 



















































































人 工 费 = >) ( 工 日 消耗 量 义 日 工资 单价 ) (1. 16) 
2. 材料 费 
材料 费 是 指 施工 过 程 中 耗费 的 原材料 辅助 材料 、 构 配件 、 零 件 、 半 成 品 或 成 品 、 工 
程 设 备 的 费用 。 
材料 费 与 材料 单价 的 计算 公式 为 
材料 费 二 > (材料 消耗 量 -类 材料 单价 ) Clo 17) 
材料 单价 = 人 (材料 原价 十 运 杂费 )X[1 十 运输 损耗 率 (%%)]}X[1 十 采购 保管 费 率 ( 吧 ) 
(1.18) 


工程 设备 费 与 工程 设备 单价 的 计算 公式 为 
工程 设备 费 = 》) (工程 设备 量 X 工 程 设备 单价 (1.19) 
工程 设备 单价 =( 设 备 原价 十 运 杂 费 ) 关 [1 十 采购 保管 费 率 (%%)] (1. 20) 
式 中 : 工程 设备 是 指 构成 或 计划 构成 永久 工程 一 部 分 的 机 电 设 备 、 金 属 结构 设备 、 仪 器 装 
置 及 其 他 类 似 的 设备 和 装置 。 
材料 费 包括 以 下 几 项 。 
(1) 材料 原价 。 是 指 材料 、 工 程 设 备 的 出 厂价 格 或 商家 供应 价格 。 
(2) 运 杂 费 。 是 指 材料 、 工 程 设备 自 来 源 地 运 至 工地 仓库 或 指定 堆放 地 点 所 发 生 的 全 
部 费用 。 
(3) 运输 损耗 费 。 是 指 材料 在 运输 装 印 过 程 中 不 可 避免 的 损耗 。 
(4) 采购 及 保管 费 。 是 指 为 组 织 采购 、 供 应 和 保管 材料 、 工 程 设 备 的 过 程 中 所 需要 的 
各 项 费用 。 包 括 采购 费 、 仓 储 费 、 工 地 保管 费 、 仓 储 损耗 。 
3. 施工 机 具 使 用 费 


施工 机 具 使 用 费 是 指 施工 作业 所 发 生 的 施工 机 械 、 仪 器 仪表 使 用 费 或 其 租赁 费 。 
1) 施工 机 械 使 用 费 
施工 机 械 使 用 费 以 施工 机 械 台 班 耗 用 量 乘 以 施工 机 械 台 班 单价 表示 ， 施 工 机械 台 班 单 
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价 应 由 下 列 七 项 费用 组 成 。 
施工 机 械 使 用 费 及 机 械 台 班 单价 的 计算 公式 为 
施工 机 械 使 用 费 = >) (施工 机 械 台 班 消耗 量 X 机 械 台 班 单价 ) (1.21) 
机 械 台 班 单价 一 台 班 折旧 费 十 台 班 大 修 费 十 台 班 经 常 修理 费 十 台 班 安 拆 费 及 场 外 运费 
十 台 班 人 工 费 十 台 班 燃料 动力 费 十 台 班 车 船 税 费 (1. 22) 

(1) 折旧 费 。 指 施工 机 械 在 规定 的 使 用 年 限 内 ， 陆 续 收回 其 原 值 的 费用 。 

(2) 大 修理 费 。 指 施工 机 械 按 规定 的 大 修理 间隔 台 班 进行 必要 的 大 修理 ， 以 恢复 其 正 
常 功 能 所 需 的 费用 。 

(3) 经 常 修理 费 。 指 施工 机 械 除 大 修理 以 外 的 各 级 保养 和 临时 故障 排除 所 需 的 费用 。 
包括 为 保障 机 械 正常 运转 所 需 替换 设备 与 随机 配备 工具 附 具 的 摊 销 和 维护 费用 ,机械 运转 
中 日 常 保养 所 需 润 滑 与 擦拭 的 材料 费用 及 机 械 停滞 期 间 的 维护 和 保养 费用 等 。 

(4) 安 拆 费 及 场 外 运费 。 安 拆 费 指 施工 机 械 ( 大 型 机 械 除外 ) 在 现场 进行 安装 与 拆 务 所 
需 的 人 工 、 材 料 、 机 械 和 试 运转 费用 ， 以 及 机 械 辅助 设施 的 折旧 、 搭 设 、 拆 除 等 费用 ; 场 
外 运费 指 施工 机 械 整 体 或 分 体 白 停放 地 点 运 至 施工 现场 或 由 一 施工 地 点 运 至 另 一 施工 地 点 
的 运输 、 装 卸 、 辅 助 材 料及 架 线 等 费用 。 

(5) 人 工 费 。 指 机 上 司机 (司炉 和 其 他 操作 人 员 的 人 工 费 。 

(6) 燃料 动力 费 。 指 施工 机 械 在 运转 作业 中 所 消耗 的 各 种 燃料 及 水 、 电 费 等 。 

(7) 税 费 。 指 施工 机 械 按照 国家 规定 应 缴纳 的 车 船 使 用 税 、 保 险 费 及 年 检 费 等 。 

2) 仪器 仪表 使 用 费 

仪器 仪表 使 用 费 是 指 工程 施工 所 需 使 用 的 仪器 仪表 的 摊 销 及 维修 费用 。 仪 器 仪表 使 用 
费 的 计算 公式 为 

仪器 仪表 使 用 费 一 工程 使 用 的 仪器 仪表 摊 销 费 十 维修 费 (1. 23) 











































































































4 
企业 管理 费 是 指 建筑 安装 企业 组 织 施工 生产 和 经 营 管理 所 需 的 费用 。 内 容 包括 以 下 





(1) 管理 人 员工 资 。 是 指 按 规 定 支付 给 管理 人 员 的 计时 工资 、 奖 金 、 津 贴补 贴 、 加 班 
加 点 工资 及 特殊 情况 下 支付 的 工资 等 。 

(2) 办 公费 。 是 指 企业 管理 办 公用 的 文具 、 纸 张 、 账 表 、 印 刷 、 邮 电 、 书 报 、 办 公 
软件 、 现 场 监 控 、 会 议 、 水 电 、 烧 水 和 集体 取暖 降温 (包括 现场 临时 宿舍 取暖 降温 ) 等 
费用 。 

(3) 差 旅 交 通 费 。 是 指 职工 因 公 出 差 、 调 动工 作 的 差旅费 、 住 勤 补助 费 ， 市 内 交通 费 
和 误 餐 补助 费 ， 职 工 探 亲 路 费 ， 劳 动力 招募 费 ， 职工 退休 、 退 职 一 次 性 路 费 ， 工伤 人 员 就 
医 路 费 ， 工 地 转移 费 以 及 管理 部 门 使 用 的 交通 工具 的 油料 、 燃 料 等 费用 。 

(4) 固定 资产 使 用 费 。 是 指 管理 和 试验 部 门 及 附属 生产 单位 使 用 的 属于 固定 资产 的 房 
屋 ， 设 备 ， 仪 器 等 的 折旧 、 大 修 、 维 修 或 租赁 费 。 

(5) 工具 用 具 使 用 费 。 是 指 企业 施工 生产 和 管理 使 用 的 不 属于 固定 资产 的 工具 、 器 
具 、 家 具 、 交 通 工 具 ， 以 及 检验 、 试 验 、 测 绘 、 消 防 用 具 等 的 购置 ， 维 修 和 推销 费 。 

(6) 劳动 保险 和 职工 福利 费 。 是 指 由 企业 支付 的 职工 退职 金 、 按 规定 支付 给 离休 干部 
的 经 费 ， 以 及 集体 福利 费 、 夏 季 防 里 降温 补贴 、 冬 季 取 暧 补贴 、 上 下 焉 交通 补贴 等 。 
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(7) 劳动 保护 费 。 是 企业 按 规定 发 放 的 劳动 保护 用 品 的 支出 ， 如 工作 服 、 手 套 、 防 暑 
降温 饮料 以 及 在 有 碍 身体 健康 的 环境 中 施工 的 保健 费用 等 。 

(8) 检验 试验 费 。 是 指 施工 企业 按照 有 关 标 准 规定 ， 对 建筑 以 及 材料 、 构 件 和 建筑 安 
装 物 进行 一 般 鉴定 和 检查 所 发 生 的 费用 ， 包 括 自 设 试验 室 进行 试验 所 耗 用 的 材料 等 费 
不 包括 新 结构 、 新 材料 的 试验 费 。 对 构件 做 破坏 性 试验 及 其 他 特殊 要 求 检验 试验 的 费用 和 
建设 单位 委托 检测 机 构 进行 检测 的 费用 ， 对 此 类 检测 发 生 的 费用 ， 由 建设 单位 在 工程 建设 
其 他 费用 中 列 支 。 但 对 施工 企业 提供 的 具有 合格 证 明 的 材料 进行 检测 不 合格 的 ， 该 检测 费 
由 施工 企业 支付 。 
(9) 工会 经 费 。 是 指 企业 按 《 中 华人 民 共 和 国 工会 法 》 规 定 的 全 部 职 资 总 额 比 例 
计 提 的 工会 经 费 。 
(10) 职工 教育 经 费 。 是 指 按 职工 工资 总 额 的 规定 比例 计 提 ,企业 为 职工 进行 专业 技 
术 和 职业 技能 培训 ， 专 业 技术 人 员 继 续 教 育 、 职 工 职业 技能 鉴定 、 职 业 资格 认定 以 及 根据 
需要 对 职工 进行 各 类 文化 教育 所 发 生 的 费用 。 
(11) 财产 保险 费 。 是 指 施工 管理 用 财产 、 车 辆 等 的 保险 费用 。 
(12) 财务 费 。 是 指 企业 为 施工 生产 筹集 资金 或 提供 预付 款 担保 、 履 约 担保 、 职 工 工 
资 支付 担保 等 所 发 生 的 各 种 费用 。 
(13) 税金 。 是 指 企业 按 规定 缴纳 的 房产 税 、 车 船 使 用 税 、 土 地 使 用 税 、 印 花 





























































































































4) 其 他 。 包 括 技术 转让 费 … 技 术 开 发 费 、 投 标 费 业务 招待 费 、 绿 化 费 、 广 告 费 、 
公证 费 、 法 律 顾 问 费 、 审 计 费 、 咨 询 费 、 保 险 费 等 
@ 以 分 部 分 项 工程 费 为 计算 ， 企业 管理 费 六 率 的 计算 2 N 式 为 


此 理 费 费 率 (EXSE 生产 工人 年 平移 管理 贺 。 、 人 工 费 占 分 部 分 项 工 9 
企业 管理 费 费 率 (7 = 天竺 流下 全 站 于 直入 理 绢 让 x 人 工 费 占 分 部 分 项 工程 费 比 例 (6) 











@ 以 人 工 费 和 机 械 费 合 ee 企业 管理 费 费 率 的 计算 公式 为 


i 产 工人 年 平均 管理 费 , 
企业 管理 费 费 率 (%) 一 丰 看 到 而 天 联 (大 个 第 从 站 央 生生 栅 相克 用 X100% 









































(1.25) 
@ 以 人 工 费 为 计算 基础 ， 企 业 管理 费 费 率 的 计算 公式 为 
J 误 (0 生产 工人 年 平均 管理 费 0 
企业 管理 费 费 率 (%) 下 月 产 苍 个 天 歼 又 人工 单价 XX 100% (1.26) 
5. 利润 
利润 是 指 施工 企业 完成 所 承包 工程 获得 的 盘 利 。 
6. 规 费 





规 费 是 指 按 国家 法 律 、 法 规 规定 ， 由 省 级 政府 和 省 级 有 关 权力 部 门 规定 必须 缴纳 或 计 
取 的 费用 ,包括 以 下 内 容 。 

1) 社会 保险 费 

(1) 养老 保险 费 。 是 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 基本 养老 保险 费 。 
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(2) 失业 保险 费 。 是 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 失业 保险 费 。 
(3) 医疗 保险 费 。 是 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 基本 医疗 保险 费 。 
(4) 生育 保险 费 。 是 指 企 业 按 照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 生育 保险 费 。 
(5) 工伤 保险 费 。 是 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 工伤 保险 费 。 

2) 住房 公积金 

住房 公积金 是 指 企业 按 规定 标准 为 职工 缴纳 的 住房 公积金 。 社 会 保险 费 和 住房 公积金 
应 以 定额 人 工 费 为 计算 基础 ， 根 据 工程 所 在 地 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 或 行业 建设 主管 部 门 规 
定 费 率 计算 。 社 会 保险 费 和 住房 公积金 计算 公式 为 

社会 保险 费 和 住房 公积金 = > ) (工程 定额 人 工 费 X 社会 保险 费 和 住房 公积金 费 率 ) 

(1.27) 














3) 工程 排污 费 
工程 排污 费 是 指 按 规 定 缴纳 的 施工 现场 工程 排污 费 。 工 程 排 污 费 等 其 他 应 列 而 未 列 人 
的 规 费 应 按 工 程 所 在 地 环境 保护 等 部 门 规定 的 标准 缴纳 ， 按 实 计 取 列 人。 

7. 税金 

税金 是 指 国家 税法 规定 的 应 计 人 建筑 安装 工程 造价 内 的 营业 税 、 城 市 维护 建设 税 、 教 
育 费 附 加 以 及 地 方 教育 附加 。 税 金 的 计算 公式 为 


























税金 二 税 前 造价 XX 综合 税 率 (%) C1,28) 
式 中 : 综合 税率 按 纳税 地 点 的 计算 公式 为 
1) 纳税 地 点 在 市 区 的 企业 
2 1 
综合 税率 (二 了 3%H 一 (9%R XIRY (RKIR) (RAK2R) 1 (1.29) 
2) 纳税 地 点 在 县 城 、 镇 的 企业 
, 1 
综合 税率 (%) 一 一 3% 一 (9% XIJ) 一 (58 又 38) 一 (58 又 277 一 1 (30) 
3) 纳税 地 点 不 在 市 区 、 县 城 、 镇 的 企业 
0 | 
综合 税率 (%) 二 一 9% 一 (9HX1H) 一 (3%HX3%H) 一 (RX2R) 一] (131) 








下 
忆 


根据 《建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》( 建 标 [2013] 44 号 ) 文 件 的 规定 ， 下 列 各 项 中 属于 施工 机 
械 使 用 费 的 是 (  )。 

A. 机 械 夜间 施工 增加 费 B. 大 型 机 械 设备 进出 场 费 C. 机械 燃料 动力 费 

D. 机 械 经 常 修理 费 EE. 司机 的 人 工 费 

解 : 建筑 安装 工程 费 中 的 施工 机 械 使 用 费 ， 是 指 施工 机 械 作 业 所 发 生 的 机 械 使 用 费 以 及 机 械 安 
拆 费 和 场 外 运费 。 其 内 容 包 括 折旧 费 、 大 修理 费 、 经 常 修理 费 、 安 拆 费 及 场 外 运费 、 人 工 费 、 燃 料 
动力 费 、 税 费 。 

本 题 答 案 ， C、D、 E 
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1.4.4 建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 ( 按 造价 形成 划分 ) 


1. 分 部 分 项 工程 费 


分 部 分 项 工程 费 是 指 各 专业 工程 的 分 部 分 项 工程 应 予 列 支 的 各 项 费用 。 

(1) 专业 工程 。 是 指 按 现行 国家 计量 规范 划分 的 房屋 建筑 与 装饰 工程 、 仿 古 建筑 工 
程 、 通 用 安装 工程 、 市 政工 程 、 园 林 绿 化 工程 、 矿 山 工 程 、 构 筑 物 工程 、 城 市 轨道 交通 工 
程 、 爆 破 工程 等 各 类 工程 。 

(2) 分 部 分 项 工程 。 指 按 现行 国家 计量 规范 对 各 专业 工程 划分 的 项 目 ， 如 房屋 建筑 与 装 
饰 工程 划分 的 土石 方 工程 、 地 基 处 理 与 桩 基 工程 、 砌 筑 工 程 、 钢 筋 及 钢筋 混凝土 工程 等 。 

分 部 分 项 工程 费 的 计算 公式 为 

分 部 分 项 工程 费 = >) (分 部 分 项 工程 量 X 综 合 单价 ) (1. 32) 
式 中 : 综合 单价 包括 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 具 使 用 费 、 企 业 管理 费 和 利润 ， 以 及 一 定 范 

围 的 风险 费用 。 

2. 措施 项 目 费 

措施 项 目 费 是 指 为 完成 建设 工程 施工 , 发 生 于 该 工程 施工 前 和 施工 过 程 中 的 技术 、 生 
、 安 全 、 环 境 保护 等 方面 的 费用 ， 内 容 包括 以 下 几 项 。 

(1) 安全 文明 施工 费 。 

@ 环境 保护 费 。 是 指 施工 现场 为 达到 环保 部 门 要 求 所 需要 的 各 项 费用 。 

@ 文明 施工 费 。 是 指 施工 现场 文明 施工 所 需要 的 各 项 费用 。 

@ 安全 施工 费 。 是 指 施工 现场 安全 施工 所 需要 的 各 项 费用 。 

@ 临时 设施 费 。 是 指 施工 企业 为 进行 建设 王 程 施工 所 必须 搭设 的 生活 和 生产 用 的 临 
时 建筑 物 、 构 筑 物 和 其 他 临时 设施 费用 ， 包 括 临时 设施 的 搭设 、 维 修 、 拆 除 、 清 理 费 或 捧 
销 费 等 。 安 全 文明 施工 费 的 计算 公式 为 

安全 文明 施工 费 = 计 算 基 数 X 安 全 文明 施工 费 费 率 (%) (1. 33) 
式 中 : 计算 基数 应 为 定额 基价 (定额 分 部 分 项 工程 费 十 定额 中 可 以 计量 的 措施 项 目 费 )、 定 
额 人 工 费 或 (定额 人 工 费 十 定额 机 械 费 ); 其 费 率 由 工程 造价 管理 机 构 根 据 各 专业 工程 的 特 
点 综合 确定 。 

(2) 夜间 施工 增加 费 。 是 指 因 夜 间 施 工 所 发 生 的 夜班 补助 费 、 夜 间 施 工 降 效 、 夜 间 施 
工 照明 设备 摊 销 及 照明 用 电 等 费用 。 夜 间 施工 增加 费 的 计算 公式 为 

夜间 施工 增加 费 = 计 算 基数 XX 夜间 施工 增加 费 费 率 (%) (1.34) 

(3) 二 次 搬运 费 。 是 指 因 施 工场 地 条 件 限 制 而 发 生 的 材料 、 构 配件 、 半 成 品 等 一 次 运 

输 不 能 到 达 堆 放 地 点 ， 必 须 进 行 二 次 或 多 次 搬运 所 发 生 的 费用 。 二 次 搬运 费 的 计算 公式 为 
二 次 搬运 费 王 计算 基数 X 二 次 搬运 费 费 率 (%) (1. 35) 

(4) 冬 雨 季 施 工 增加 费 。 是 指 在 冬季 或 雨季 施工 需 增加 的 临时 设施 、 防 滑 、 排 除 十 
雪 、 人 工 及 施工 机 械 效 率 降低 等 费用 。 冬 雨季 施工 增加 费 的 计算 公式 为 
冬 雨季 施工 增加 费 一 计算 基数 X 冬 雨季 施工 增加 费 费 率 (%%) (L306) 

(5) 已 完工 程 及 设备 保护 费 。 是 指 竣 工 验收 前 ， 对 已 完工 程 及 设备 采取 的 必要 保护 措 
施 所 发 生 的 费用 。 已 完工 程 及 设备 保护 费 的 计算 公式 为 
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已 完工 程 及 设备 保护 费 一 计算 基数 X 已 完工 程 及 设备 保护 费 费 率 (%) (1. 37) 
上 述 (2) 一 (5) 项 措施 项 目的 计 费 基数 应 为 定额 人 工 费 或 (定额 人 工 费 十 定额 机 械 费 )， 
其 费 率 由 工程 造价 管理 机 构 根 据 各 专业 工程 特点 和 调查 资料 综合 分 析 后 确定 。 
(6) 工程 定位 复 测 费 。 是 指 工程 施工 过 程 中 进行 全 部 施工 测量 放 线 和 复 测 工作 的 
费用 。 
(7) 特殊 地 区 施工 增加 费 。 是 指 工程 在 沙漠 或 其 边缘 地 区 、 高 海拔 、 高 寒 、 原 始 森 林 
等 特殊 地 区 施工 增加 的 费用 。 
(8) 大 型 机 械 设 备 进 出 场 及 安 拆 费 。 是 指 机 械 整体 或 分 体 月 停放 场地 运 至 施工 现场 或 
由 一 个 施工 地 点 运 至 另 一 个 施工 地 点 ， 所 发 生 的 机 械 进 出 场 运输 及 转移 费用 及 机 械 在 施工 
现场 进行 安装 或 拆卸 所 需 的 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 、 试 运转 费 和 安装 所 需 的 辅助 设施 的 









































费用 。 
(9) 脚手架 工程 费 。 是 指 施工 需要 的 各 种 脚手架 搭 、 拆 < 运输 费用 以 及 脚手架 购置 费 
的 挫 销 (或 租赁 ) 费 用 。 
措施 项 目 费 = >) (措施 项 目 工 程 量 X 综 合 单价 ) (1. 38) 
3. 其 他 项 目 费 


(1) 暂 列 金 额 。 是 指 建设 单位 在 工程 量 清单 中 暂 定 并 包括 在 工程 合同 价款 中 的 一 笔 款 
项 。 用 于 施工 合同 签订 时 尚未 确定 或 者 不 可 预见 的 所 需 材料 、 工 程 设备 、 服 务 的 采购 ， 施 
工 中 可 能 发 生 的 工程 变更 、 合 同 约定 调整 因素 出 现时 的 五 程 价款 调整 以 及 发 生 的 索赔 、 现 
场 签证 确认 等 的 费用 。 

(2) 计 日 工 。 是 指 在 施工 过 程 中 ， 施 工 企 业 完 成 建设 单位 提出 的 除了 施工 图 纸 以 外 的 
零星 项 目 或 工作 所 需 的 费用 。 

(3) 总 承包 服务 费 。 是 指 总 承包 人 为 配合 、 协 调 建设 单位 进行 的 专业 工程 发 包 ， 对 建 
设 单位 自行 采购 的 材料 、 工 程 设 备 等 进行 保管 ， 以 及 施工 现场 管理 、 竣 工资 料 汇总 整理 等 
服务 所 需 的 费用 。 

4.， 规 费 

规 费 是 指 按 国家 法 律 、 法 规 规定 ， 由 省 级 政府 和 省 级 有 关 权 力 部 门 规定 必须 缴纳 或 计 
取 的 费用 ,包括 以 下 几 项 内 容 。 

1) 社会 保险 费 

(1) 养老 保险 费 。 是 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 基本 养老 保险 费 。 

(2) 失业 保险 费 。 是 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 失业 保险 费 。 

(3) 医疗 保险 费 。 是 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 基本 医疗 保险 费 。 

(4) 生育 保险 费 。 是 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 生育 保险 费 。 

(5) 工伤 保险 费 。 是 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 工伤 保险 费 。 

2) 住房 公积金 

住房 公积金 是 指 企业 按 规 定 标准 为 职工 缴纳 的 住房 公积金 。 

3) 工程 排污 费 

工程 排污 费 是 指 按 规定 缴纳 的 施工 现场 工程 排污 费 。 

其 他 应 列 而 未 列 人 的 规 费 ， 按 实际 发 生计 取 。 
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5. 税金 


税金 是 指 国家 税法 规定 的 应 计 人 建筑 安装 工程 造价 内 的 营业 税 、 城 市 维护 建设 税 、 教 
育 费 附加 以 及 地 方 教育 附加 。 


1.4.5 建筑 安装 工程 计价 程序 
建筑 安装 工程 计价 程序 示例 如 表 1- 1 一 表 1- 3 所 示 。 
表 1- 1 建设 单位 工程 招标 控制 价 计价 程序 






















































































工程 名 称 : 标 段 : 
序号 内 容 计算 方法 金额 /元 
| 分 部 分 项 工程 费 按 计价 规定 计算 
1.1 
人 
人 
1.4 
1.5 
2 措施 项 目 费 按 计价 规定 计算 
2.1 其 中 : 安全 文明 施工 费 按 规 定 标准 计算 
和 其 他 项 目 费 
3.1 其 中 : 暂 列 金额 按 计价 规定 估算 
和 其 中 : 专业 工程 暂 估 价 按 计价 规定 估算 
3.3 其 中 : 计 日 工 按 计价 规定 估算 
3.4 “| 其 中 : 总 承包 服务 费 按 计 价 规定 估算 
4 规 费 按 规定 标准 计算 
5 税金 (扣除 不 列 入 计 税 范围 的 工程 设备 金额 ) (1 十 2 十 3 十 4)X 规 定 税率 
招标 控制 价 合计 一 1 十 2 十 3 十 4 十 5 
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表 1-2 施工 企业 工程 投标 报价 计价 程序 










































































工程 名 称 : 标 段 : 
序号 内 容 计算 方法 金额 /元 
1 分 部 分 项 工程 费 自主 报价 
i 
1.2 
I 
1.4 
1.5 
2 措施 项 目 费 自主 报价 
2.1 | 其 中 : 安全 文明 施工 费 按 规定 标准 计算 
其 他 项 目 费 
3.1 中 : 暂 列 金额 按 招标 文件 提供 金额 计 列 
3.2 “| 其 中 六 专业 工程 暂 估 价 按 招标 文件 提供 金额 计 列 
3.3 | 其 中 : 计 日 工 自主 报价 
3.4 其 中 : 总 承包 服务 费 自主 报价 
4 规 费 按 规定 标准 计算 
5 税金 (扣除 不 列 人 计 税 范围 的 工程 设备 金额 ) (1 十 2 十 3 十 4)X 规 定 税率 














投标 报价 合计 二 1 十 2 十 3 十 4 十 5 


表 1-3 竣工 结算 计价 程序 
工程 名 称 : 标 段 : 


序号 内 ” 容 计算 方法 金额 /元 





1 分 部 分 项 工程 费 按 合 同 约定 计算 
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续 表 

序号 内 容 计算 方法 金额 /元 
1.5 

2 措施 项 目 按 合 同 约定 计算 
2.1 其 中 : 安全 文明 施工 费 按 规定 标准 计算 

3 其 他 项 目 
3.1 其 中 : 专业 工程 结算 价 按 合同 约定 计算 
二 其 中 : 计 日 工 按 计 日 工 签证 计算 
3.3 中 : 总 承包 服务 费 按 合同 约定 计算 
3.4 索赔 与 现场 签证 按 发 承包 双方 确认 数额 计算 

1 规 费 按 规定 标准 计算 

5 税金 (扣除 不 列 和 人 计 税 范围 的 工程 设备 金额 ) (1 六 2 二 3 二 4) X 规 定 税率 





竣工 结算 总 价 合计 三 1 十 2 卡 3 寺 4 十 5 


国名 图 

住房 和 城乡 建设 部 、 财 政 部 《关于 印发 (建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 的 通知 》( 建 标 
[2013] 44 号 ) 文 件 规定 : 为 适应 深化 工程 计价 改革 的 需要 ， 根据 国家 有 关 法 律 、 法 规 及 
相关 政策 ， 在 总 结 原 建设 部 、 财 政 部 《关于 印发 (建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 ) 的 通知 》 
( 建 标 [2003]206 号 ) 执 行情 况 的 基础 上 ,修订 完成 了 《建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》( 以 
下 简称 《费用 组 成 》》,《 费 用 组 成 》 调 整 的 主要 内 容 包括 以 下 几 个 方面 。 

(1) 建筑 安装 工程 费用 项 目 按 费 用 构成 要 素 组 成 划分 为 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 具 使 
用 费 、 企 业 管 理 费 、 利 润 、 规 费 和 税金 。 

(2) 为 指导 工程 造价 专业 人 员 计 算 建筑 安装 工程 造价 ， 将 建筑 安装 工程 费用 按 工程 造 
价 形成 顺序 划分 为 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 、 规 费 和 税金 。 

(3) 按照 国家 统计 局 《关于 工资 总 额 组 成 的 规定 》， 合 理 调 整 了 人 工 费 构成 及 内 容 。 

(4) 依据 国家 发 展 改革 委 、 财 政 部 等 9 部 委 发 布 的 《标准 施工 招标 文件 》 的 有 关 规 
定 ， 将 工程 设备 费 列 入 材料 费 ; 原材料 费 中 的 检验 试验 费 列 入 企业 管理 费 。 

(5) 将 仪器 仪表 使 用 费 列 入 施工 机 具 使 用 费 ， 大 型 机 械 进出 场 及 安 拆 费 列 入 措施 项 
目 费 。 

(6) 按照 《中 华人 民 共 和 国 社会 保险 法 ) (简称 《社会 保险 法 )) 的 规定 ， 将 原 企业 管 
理 费 中 劳动 保险 费 中 的 职工 死亡 责 茎 补助 费 、 抚 恤 费 列 入 规 鞠 中 的 养老 保险 费 ; 在 企业 管 
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理 费 中 的 财务 费 和 其 他 中 增加 担保 费用 、 投 标 费 、 保 险 费 。 

(7) 按照 《社会 保险 法 》、《 中 华人 民 共 和 国 建筑 法 )》 (简称 《建筑 法 )) 的 规定 ， 取 消 
原 规 费 中 危险 作业 意外 伤害 保险 费 ， 增 加 工伤 保险 费 、 生 育 保险 费 。 

(8) 按照 财政 部 的 有 关 规 定 ， 在 税金 中 增加 地 方 教育 附加 。 

《费用 组 成 》 自 2013 年 7 月 1 日 起 施行 ， 原 建设 部 、 财 政 部 《关于 印发 (建筑 安装 工 
程 费用 项 目 组 成 的 通知 》( 建 标 [2003]206 号 ) 同 时 废止 。 


Te 


1.5 NW 


工程 建设 其 他 费用 ， 是 指 从 工程 筹建 起 到 工程 竣工 验收 交付 使 用 止 的 整个 建设 期 间 
除 建 筑 安装 工程 费用 和 设备 及 工 、 器 具 购 置 费用 以 外 的 ， 为 保证 王 程 建设 顺利 完成 和 交付 
使 用 后 能 够 正常 发 挥 效 用 而 发 生 的 各 项 费用 。 
工程 建设 其 他 费用 ， 按 其 内 容 大 体 可 分 为 三 类 。 第 一 类 指 建设 用 地 费 ， 第 二 类 指 与 项 
目 建设 有 关 的 其 他 费用 ; 第 三 类 指 与 未 来 生产 经 营 有 关 的 其 他 费用 。 
1.5.1 ”建设 用 地 费 
建设 用 地 费 是 指 为 获得 工程 项 目 建设 士 地 的 使 用 权 而 在 建设 期 内 发 生 的 各 项 费用 ， 包 
括 通过 划拨 方式 取得 土地 使 用 权 而 支付 的 土地 征用 及 迁移 补偿 费 ， 或 者 通过 土地 使 用 权 出 
让 方式 取得 土地 使 用 权 而 支付 的 土地 使 用 权 出 让 金 。 

1. 建设 用 地 取得 的 基本 方式 

建设 用 地 的 取得 ,实质 是 依法 获取 国有 士 地 的 使 用 权 。 根 据 《 中 华人 民 共 和 国 城市 房 
地 产 管理 法 六 规定 ， 获 取 国有 土地 使 用 权 的 基本 方式 有 两 种 : 一 是 出 让 方式 ， 二 是 划拨 方 
式 。 建 设 土地 取得 的 其 他 方式 还 包括 租赁 和 转让 方式 。 





























































































































1) 通过 出 让 方式 获取 国有 土地 使 用 权 

国有 土地 使 用 权 出 让 ， 是 指 国家 将 国有 土地 使 -定年 限 内 出 让 给 土地 使 用 者 ， 
由 土地 使 用 者 向 国家 支付 土地 使 用 权 出 让 金 的 行为 。 0 年 限 按 下 列 用 途 
确定 。 














(1) 居住 用 地 70 年 。 

(2) 工业 用 地 50 年 。 

(3) 教育 、 科 技 、 文 化 、 卫 生 、 体 育 用 地 50 年 。 

(4) 商业 、 旅 游 、 娱 乐 用 地 40 年 。 

(5) 综合 或 者 其 他 用 地 50 年 。 

通过 出 让 方式 获取 国有 土地 使 用 权 又 可 以 分 成 两 种 具体 方式 : 一 是 通过 招标 、 拍 卖 、 
挂牌 等 竞争 出 让 方式 获取 国有 土地 使 用 权 ， 二 是 通过 协议 出 让 方式 获取 国有 土地 使 用 权 。 
@ 通过 竞争 出 让 方式 获取 国有 土地 使 用 权 。 具 体 的 竞争 方式 又 包括 三 种 ， 投标 、 竞 
拍 和 挂牌 。 按 照 国 家 相关 规定 ,工业 (包括 仓储 用 地 ,但 不 包括 采矿 用 地 )、 商 业 、 旅 游 、 
娱乐 和 商品 住宅 等 各 类 经 营 性 用 地 ， 必 须 以 招标 、 拍 卖 或 者 挂牌 方式 出 让 ; 上 述 规 定 以 外 
途 的 土地 的 供 地 计划 公布 后 ， 同 一 宗 土地 有 两 个 以 上 意向 用 地 者 的 ， 也 应 当 采 用 招标 、 
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拍卖 或 者 挂牌 方式 出 让 。 
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@ 通过 协议 出 让 方式 获取 国有 土地 使 用 权 。 按 照 国家 相关 规定 ， 出 让 国有 土地 使 用 








权 ， 除 依照 法 律 、 法 规 和 规章 的 规定 应 当 采 











招标 、 拍 卖 或 者 挂牌 方式 外 ， 方 可 采取 协议 














方式 。 以 协议 方式 出 让 国有 土地 使 用 权 的 出 
议 出 让 底价 不 得 低 于 拟 出 让 地 块 所 在 区 域 的 
2) 通过 划拨 方式 获取 国有 土地 使 用 权 
国有 土地 使 用 权 划 拨 ， 是 指 县 级 以 上 人 
后 将 该 幅 土 
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置 等 费 
行为 。 
国家 对 划拨 用 地 有 着 严格 的 规定 ， 下 列 
以 通过 划拨 方式 取得 。 
) 国家 机 关 用 地 和 军事 用 地 。 

(2) 城市 基础 设施 用 地 和 公益 事业 用 地 
(3) 国家 重点 扶持 的 能 源 、 交 通 、 水 利 

(4) 法 律 、 行 政法 规 规定 的 其 他 用 地 。 

依法 以 划拨 方式 取得 土地 使 用 权 的 ， 除 
限制 。 因 企业 改制 、 土 地 使 用 权 转 让 或 者 改 
有 偿 使 用 。 

2， 建设 用 地 取得 的 费用 
建设 用 地 如 通过 行政 划拨 方式 取得 ， 则 
拆迁 补偿 费用 ; 若 通 过 市 场 机 制 取得 ， 则 不 
使 用 费 ， 即 土地 出 让 人 金 。 

1) 征地 补偿 费用 
建设 征用 土地 费用 由 以 下 几 个 部 分 构成 

(1) 土地 补偿 费 。 土 地 补偿 费 是 对 农村 
的 一 种 补偿 。 征 用 耕地 的 补偿 费 ， 为 该 耕地 
上 地 的 补偿 费 标准 ， 由 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 
归 农 村 集体 经 济 组 织 所 有 。 

(2) 青苗 补偿 费 和 地 上 附着 物 补偿 费 。 
受到 损害 而 做 出 的 一 种 赔偿 。 在 农村 实行 承 
应 付 给 本 人 ， 属 于 集体 种 植 的 青苗 补偿 费 可 
的 农作物 、 树 木 等 ， 一 律 不 予 补偿 。 地 上 附 
路 、 水 利 设施 、 林 木 等 地 面 建筑 物 ， 构 筑 物 
值 与 折旧 情况 确定 ， 应 根据 “ 拆 什 么 ， 补 什 
则 确定 。 如 附着 物产 权 属 个 人 ， 则 该 项 补偿 
治 区 、 直 辖 市 规定 。 

(3) 安置 补助 费 。 安 置 补助 费 应 支付 给 
安置 与 培训 的 支出 ， 以 及 作为 不 能 就 业 人 员 
要 安置 的 农业 人 口 数 计算 。 需 要 安置 的 农业 
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也 交付 其 使 用 ,或 者 


让 金 不 得 低 于 按 国 家 规定 所 确定 的 最 低 价 。 协 
协议 出 让 最 低 价 。 





民政 府 依法 
竹 土 地 使 


t 准 ， 在 土地 使 用 者 缴纳 补偿 、 安 
有 权 无 偿 交 付 给 土地 使 用 者 使 用 的 



































建设 用 地 ， 经 县 级 以 上 人 民政 府 依法 批准 ， 可 


等 基础 设施 用 地 。 


法 律 、 行 政法 规 另 有 规定 外 ， 没 有 使 用 期 限 的 
变 土地 用 途 等 不 再 符合 上 述 内 容 的 ， 应 当 实 行 


须 承 担 征地 补偿 费用 或 对 原 用 地 单位 或 个 人 的 
但 承担 以 上 费用 ， 还 须 向 土地 所 有 者 支付 有 偿 


集体 经 济 组 织 因 土 地 被 征用 而 造成 的 经 济 损失 
被 征 前 三 年 平均 年 产值 的 6 一 10 倍 。 征 用 其 他 
参照 征用 耕地 的 补偿 费 标准 规定 。 土 地 补偿 费 














青苗 补偿 费 是 因 征地 时 对 其 正在 4 
包 责 任 制 后 ， 农 民 自 行 承包 土地 种 
纳入 当年 集体 收益 。 凡 在 协商 征 
着 物 是 指 房屋 、 水 井 、 树 木 、 涵 洞 、 桥 粱 、 公 
， 附 着 物 等 。 视 协商 征地 方案 前 地 上 附着 物价 
么 ; 拆 多 少 ， 补 多 少 .不 低 于 原来 水 平 ” 的 原 
费 付 给 个 人 。 地 上 附着 物 的 补偿 标准 由 省 、 自 


E 长 的 农作物 
的 青苗 补偿 费 
也 方案 后 抢种 

















被 征地 单位 和 安置 劳动 力 的 单位 ， 作 为 劳动 力 
的 生活 补助 。 征 收 耕 地 的 安置 补助 费 ， 按 照 需 
人 口 数 ,按照 被 征收 的 耕地 数量 除 以 征地 前 被 
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征收 单位 平均 每 人 占有 耕地 的 数量 计算 .每 一 个 需要 安置 的 农业 人 口 的 安 寺 补助 费 标 准 ， 


为 该 耕地 被 征收 前 三 年 平均 年 产值 的 4 一 6 倍 。 但 是 ， 每 公顷 被 征收 耕地 的 安置 补助 费 ， 
最 高 不 得 超过 被 征收 前 三 年 平均 年 产值 的 15 倍 。 土 地 补偿 费 和 安置 补助 费 ， 尚 不 能 使 需 
要 
不 








安置 的 农民 保持 原 有 生活 水 平 的 ， 经 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 人 民政 府 批准 ， 可 以 增加 安置 
补助 费 。 但是， 土地 补偿 费 和 安置 补助 费 的 总 和 不 得 超过 土地 被 征收 前 三 年 平均 年 产值 的 
30 倍 。 

















) 新 菜 地 开发 建设 基金 。 新 菜 地 开发 建设 基金 指 征用 城市 郊区 商品 菜 地 时 支付 的 费 
目 。 这 项 费用 交 给 地 方 财政 ， 作 为 开发 建设 新 菜 地 的 投资 。 菜 地 是 指 城市 郊区 为 供应 城市 
居民 蔬菜 ， 连 续 3 年 以 上 常年 种 菜 的 商品 菜 地 或 者 养殖 鱼 、 虾 等 的 精 养 鱼 塘 。 一 年 只 种 一 
荐 或 因 调整 茬口 安排 种 植 蔬菜 的 ， 均 不 作为 需要 收取 开发 基金 的 菜 地 。 征 用 尚未 开发 的 规 
划 菜 地 ， 不 缴纳 新 菜 地 开发 建设 基金 。 在 蔬菜 产销 放 开 后 ， 能 够 满足 供应 ， 不 再 需要 开发 
新 菜 地 的 城市 ， 不 收取 新 菜 地 开发 基金 。 
(5) 耕地 占用 税 。 耕 地 占用 税 是 对 占用 耕地 建 房 或 者 从 事 其 他 非 农 业 建 设 的 单位 和 个 
人 征收 的 一 种 税收 ， 目 的 是 合理 利用 土地 资源 、 节 约 用 地 一 保护 农用 耕地 。 耕 地 占用 税 征 
收 范围 ， 不 仅 包括 占用 耕地 ， 还 包括 占用 鱼 塘 、 园 地 菜 地 及 其 农业 用 地 建 房 或 者 从 事 其 
他 非 农业 建设 ， 均 按 实际 占用 的 面积 和 规定 的 税额 一 次 性 征收 。 其 中 ， 耕 地 是 指 用 于 种 植 
农作物 的 土地 。 占 用 前 三 年 曾 用 于 种 植 农作物 的 土地 也 视 为 耕地 。 

(6) 土地 管理 费 。 土 地 管理 费 主 要 作为 征地 工作 中 所 发 生 的 办 公 、 会 议 、 培 训 、 全 
传 、 差 旅 、 借 用 人 员工 资 等 必要 的 费用 。 土 地 管理 费 的 收取 标准 ， 一 般 是 在 土地 补偿 费 、 
青苗 补偿 费 、 地 面 附 着 物 补偿 费 、 安 置 补助 费 四 项 费用 之 和 的 基础 上 提取 2%~~4%。 如 果 
是 征地 包干 ， 还 应 在 四 项 费用 之 和 后 再 加 上 粮食 价差 、 副 食补 贴 、 不 可 预见 费 等 费用 ， 在 
此 基础 上 提取 2% 二 4% 作为 土地 管理 费 。 

2) 拆迁 补偿 费用 

在 城市 规划 区 内 国有 土地 上 实施 房屋 拆迁 ， 拆迁 人 应 当 对 被 拆迁 人 给 予 补偿 、 




































































安置 。 
(1) 拆迁 补偿 。 拆 迁 补 偿 的 方式 可 以 实行 货币 补偿 ， 也 可 以 实行 房屋 产权 调换 。 
货币 补偿 的 金额 ， 根 据 被 拆迁 房屋 的 区 位 、 用 途 、 建 筑 面积 等 因素 ， 以 房地产 市 场 评 
估价 格 确定 。 具 体 办 法 由 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 人 民政 府 制定 。 

实行 房屋 产权 调换 的 ， 拆迁 人 与 被 拆迁 人 按照 计算 得 到 的 被 拆迁 房屋 的 补偿 金额 和 所 
调换 房屋 的 价格 ， 结 清 产权 调换 的 差价 。 

(2) 搬迁 、 安 置 补助 费 。 拆 迁 人 应 当 对 被 拆迁 人 或 者 房屋 承租 人 支付 搬迁 补助 费 ， 对 
于 在 规定 的 搬迁 期 限 届满 前 搬迁 的 ， 拆迁 人 可 以 付 给 提前 搬家 奖励 费 ; 在 过 渡 期 限 内 ， 被 
拆迁 人 或 者 房屋 承租 人 自行 安排 住处 的 ， 拆 迁 人 应 当 支 付 临时 安置 补助 费 ; 被 拆迁 人 或 者 
房屋 承租 人 使 用 拆迁 人 提供 的 周转 房 的 ， 拆 迁 人 不 支付 临时 安置 补助 费 。 
搬迁 补助 费 和 临时 安置 补助 费 的 标准 ， 由 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 人 民政 府 规定 。 有 些 地 
区 规定 ， 拆 除非 住宅 房屋 ， 造 成 停产 、 停 业 引起 经 济 损失 的 ， 拆 迁 人 可 以 根据 被 拆除 房屋 
区 位 和 使 用 性 质 ， 按 照 一 定 标准 给 予 一 次 性 停产 停业 综合 补助 费 。 
3) 出 让 金 、 土 地 转让 金 
土地 使 用 权 出 让 金 为 用 地 单位 向 国家 支付 的 土地 所 有 权 收 益 ， 出 让 金 标 准 一 般 参考 城 
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市 基准 地 价 并 结合 其 他 因素 制定 。 基 准 地 价 由 市 土地 管理 局 会 同市 物价 局 、 市 国有 资产 管 
理 局 、 市 房地产 管理 局 等 部 门 综合 平衡 后 报 市 级 人 民政 府 审定 通过 ， 它 以 城市 土地 综合 定 
级 为 基础 ， 用 某 一 地 价 或 地 价 幅度 表示 某 一 类 别 用 地 在 某 一 土地 级 别 范围 的 地 价 ， 以 此 作 
为 土地 使 用 权 出 让 价格 的 基础 。 
在 有 偿 出 让 和 转让 土地 时 ， 政 府 对 地 价 不 作 统 一 规定 ， 但 坚持 以 下 原则 : 即 地 价 对 目 
前 的 投资 环境 不 产生 大 的 影响 ， 地 价 与 当地 的 社会 经 济 承 受 能 力 相 适 应 ;地 价 要 考虑 已 投 
入 的 土地 开发 费用 、 土 地 市 场 供求 关系 、 土 地 用 途 、 所 在 区 类 、 容 积 率 和 使 用 年 限 等 。 有 
偿 出 让 和 转让 使 用 权 ， 要 向 土地 受 让 者 征收 契税 ;转让 土地 如 有 增值 ， 要 向 转让 者 征收 土 
地 增值 税 ; 土地 使 用 者 每 年 应 按 规定 的 标准 缴纳 土地 使 用 费 。 土 地 使 用 权 出 让 或 转让 ， 应 
先 由 地 价 评估 机 构 进 行 价格 评估 后 ， 青 签订 土地 使 用 权 出 让 和 转让 合 


1.5.2 与 项 目 建设 有 关 的 其 他 费用 
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1. 建设 管理 费 
建设 管理 费 是 指 建 设 单位 为 组 织 完成 工程 项 目 建 设 ， 在 建设 期 内 发 生 的 各 类 管理 性 





费用 。 
1) 建设 管理 费 的 内 容 
(1) 建设 单位 管理 费 。 是 指 建设 单位 发 生 的 管理 性 质 的 开支 ， 包 括 工作 人 员工 资 、 工 
资 性 补贴 、 施 工 现场 津贴 、 职 工 福利 费 、 住 房 基 金 、 基 本 养老 保险 费 、 基 本 医疗 保险 费 、 
失业 保险 费 、 工 伤 保险 费 ， 办 公费 、 差 旅 交通 费 、 劳 动 保护 费 、 工 具 用 有 具 使 用 费 、 固 定 资 
产 使 用 费 、 必 要 的 办 公 及 生活 用 品 购 置 费 、 必 要 的 通信 设备 及 交通 工具 购置 费 、 零 星 固定 
资产 购置 费 、 招 募 生 产 开 人 费 、 技 术 图 书 资料 费 、 业 务 招待 费 、 设 计 审 查 费 、 工 程 招标 
费 、 合 同 契 约 公证 费 * 法 律 顾 问 费 、 咨 询 费 、 完 工 清 理 费 、 竣 工 验收 费 、 印 花 税 和 其 他 管 
理性 质 开支 。 
(2) 工程 监理 费 。 是 指 建设 单位 委托 工程 监理 单位 实施 工程 监理 的 费用 。 此 项 费用 应 
按 国家 发 改 委 与 建设 部 联合 发 布 的 《建设 工程 监理 与 相关 服务 收费 管理 规定 》( 发 改 价格 
[2007] 670 号 ) 计 算 。 依 法 必须 实行 监理 的 建设 工程 施工 阶段 的 监理 收费 实行 政府 指导 
价 ; 其 他 建设 工程 施工 阶段 的 监理 收费 和 其 他 阶段 的 监理 与 相关 服务 收费 实行 市 场 调 
节 价 。 

2) 建设 单位 管理 费 的 计算 

建设 单位 管理 费 按照 工程 费用 之 和 (包括 设备 工 器 具 购 置 费 和 建筑 安装 工程 费用 ) 乘 
以 建设 单位 管理 费 费 率 计算 。 建 筑 单位 管理 费 计 算 公式 为 
建设 单位 管理 费 = 工 程 费 用 X 建 设 单位 管理 费 费 率 (1. 39) 

建设 单位 管理 费 率 按照 建设 项 目的 不 同性 质 、 不 同 规模 确定 。 有 的 建设 项 目 按照 建设 
工期 和 规定 的 金额 计算 建设 单位 管理 费 。 如 采用 监理 ， 建 设 单位 部 分 管理 工作 量 转移 至 监 
理 单位 。 监 理 费 应 根据 委托 的 监理 工作 范围 和 监理 深度 在 监理 合同 中 商定 或 按 当地 或 所 属 
行业 部 门 有 关 规 定 计 算 ; 如 建设 单位 采用 工程 总 承包 方式 ， 其 总 包 管理 费 由 建设 单位 与 总 
包 单 位 根据 总 包工 作 范 围 在 合同 中 商定 ， 从 建设 管理 费 中 支出 。 

2. 可 行 性 研究 费 

可 行 性 研究 费 是 指 在 工程 项 目 投 资 决策 阶段 ， 依 据 调研 报告 对 有 关 建 设 方案 、 技 术 方 
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案 或 生产 经 营 方案 进行 的 技术 经 济 论证 ， 以 及 编制 、 评 审 可 行 性 研究 报告 所 需 的 费用 。 此 
项 费用 应 依据 前 期 研究 委托 合同 计 列 ， 或 参照 《国家 计 委 关 于 印发 (建设 项 目前 期 工作 咨 
询 收费 暂行 规定 ?的 通知 》( 计 投资 [1999]1283 号 规定 计算 。 

3. 研究 试验 费 

研究 试验 费 是 指 为 建设 项 目 提供 或 验证 设计 数据 、 资 料 等 进行 必要 的 研究 试验 及 按照 
相关 规定 在 建设 过 程 中 必须 进行 试验 、 验 证 所 需 的 费用 。 包 括 自行 或 委托 其 他 部 门 研究 试 
验 所 需 人 工 费 、 材 料 费 、 试 验 设备 及 仪器 使 用 费 等 。 这 项 费用 按照 设计 单位 根据 本 工程 项 
目的 需要 提出 的 研究 试验 内 容 和 要 求 计算 。 在 计算 时 要 注意 不 应 包括 以 下 项 目 。 

(1) 应 由 科技 三 项 费用 ( 即 新 产品 试制 费 、 中 间 试 验 费 和 重要 科学 研究 补助 费 ) 开 支 的 























项 目 





(2) 应 在 建筑 安装 费用 中 列 支 的 施工 企业 对 建筑 材料 、 构 件 和 建筑 物 ， 进 行 一 般 鉴 
定 、 检 查 所 发 生 的 费用 及 技术 革新 的 研究 试验 费 。 

(3) 应 由 勘察 设计 费 或 工程 费用 中 开支 的 项 目 。 

4. 勘察 设计 费 

勘察 设计 费 是 指 对 工程 项 目 进行 工程 水 文 地 质 勘 察 、 工 程 设计 所 发 生 的 费用 。 包 括 工 
程 勘察 费 、 初 步 设 计 费 (基础 设计 费 )、 施 工 图 设计 费 (详细 设计 费 )、 设 计 模 型 制作 费 。 此 
项 费用 应 按 《 关 于 发 布 (工程 勘察 设计 收费 管理 规定 ?的 通知 》( 计 价格 [2002] 10 号 ?的 
规定 计算 。 

5. 环境 影响 评价 费 

环境 影响 评价 费 是 指 按 照 《 中 华人 民 共 和 国 环境 保护 法 》、《 中 华人 民 共 和 国 环境 影响 
评价 法 》 等 规定 ， 在 工程 项 目 投资 决策 过 程 中 ， 对 其 进行 环境 污染 或 影响 评价 所 需 的 费 
。 包 括 编制 环境 影响 报告 书 ( 含 大 纲 )、 环 境 影 响 报告 表 以 及 对 环境 影响 报告 书 ( 含 大 
纲 ) 、 环 境 影 响 报告 表 进行 评估 等 所 需 的 费用 。 此 项 费用 可 参照 《关于 规范 环境 影响 咨询 
必 费 有 关 问 题 的 通知 》( 计 价格 [2002]125 号 ) 规 定 计算 。 

6 劳动 安全 卫生 评价 费 

劳动 安全 卫生 评价 费 是 指 按照 原 劳动 部 《建设 项 目 (工程 ) 劳 动 安全 卫生 监察 规定 》 箱 
《建设 项 目 (工程 ) 劳 动 安全 卫生 预 评价 管理 办 法 》 的 规定 ， 在 工程 项 目 投资 决策 过 程 中 ， 
为 编制 劳动 安全 卫生 评价 报告 所 需 的 费用 。 包 括 编 制 建 设 项 目 劳动 安全 卫生 预 评价 大 纲 和 
劳动 安全 卫生 预 评价 报告 书 以 及 为 编制 上 述 文件 所 进行 的 工程 分 析 和 环境 现状 调查 等 所 需 
费用 。 必 须 进行 劳动 安全 卫生 预 评价 的 项 日 包括 以 下 内 容 。 
(1) 属于 《国家 计划 委员 会 、 国 家 基本 建设 委员 会 、 财 政 部 关于 基本 建设 项 目 和 大 中 
型 划分 标准 的 规定 》 中 规定 的 大 中 型 建设 项 目 。 

(2) 属于 《建筑 设计 防火 规范 》(GB 50016 一 2006) 中 规定 的 火灾 危险 性 生产 类 别 为 甲 
类 的 建设 项 目 。 

(3) 属于 原 劳动 部 颁布 的 《爆炸 危险 场所 安全 规定 》 中 规定 的 爆炸 危险 场所 等 级 为 特 
别 危 险 场所 和 高 度 危险 场所 的 建设 项 目 。 
(4) 大 量 生产 或 使 用 《职业 性 接触 毒物 危害 程度 分 级 》(GBZ 230 一 2010) 规 定 的 工 级 、 
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开 级 危害 程度 的 职业 性 接触 毒物 的 建设 项 目 。 

(5) 大 量 生产 或 使 用 石棉 粉 料 或 含有 10% 以 上 的 游离 二 氧化 硅 粉 料 的 建设 项 目 。 

(6) 其 他 由 劳动 行政 部 门 确认 的 危险 、 危 害 因 素 大 的 建设 项 目 。 

7. 场地 准备 及 临时 设施 费 

1) 场地 准备 及 临时 设施 费 的 内 容 

(1) 建设 项 日 场地 准备 费 是 指 为 使 工程 项 目的 建设 场地 达到 开工 条 件 ， 由 建设 单位 组 
织 进行 的 场地 平整 等 准备 工作 而 发 生 的 费用 。 

(2) 建设 单位 临时 设施 费 是 指 建设 单位 为 满足 工程 项 目 建设 、 生 活 、 办 公 的 需要 ,用 
于 临时 设施 建设 、 维 修 、 租 赁 、 使 用 所 发 生 或 摊 销 的 费用 。 

2) 场地 准备 及 临时 设施 费 的 计算 

(1) 场地 准备 及 临时 设施 应 尽量 与 永久 性 工程 统一 考虑 。 建 设 场地 的 大 型 土石 方 工程 
应 进入 工程 费用 中 的 总 图 运输 费用 中 。 

(2) 新 建 项 目的 场地 准备 和 临时 设施 费 应 根据 实际 玉 程 量 估算 ,或 按 工程 费用 的 比例 
计算 。 改 扩建 项 目 一 般 只 计 拆 除 清理 费 。 

(3) 发 生 拆 除 清理 费时 可 按 新 建 同 类 工程 造价 或 主 材 费 、 设 备 费 的 比例 计算 。 凡 可 回 
收 材 料 的 拆除 工程 采用 以 料 抵 工 方式 冲抵 拆除 清理 费 。 

(4) 此 项 费用 不 包括 已 列 入 建筑 安装 工程 费用 中 的 施工 单位 临时 设施 费用 。 

场地 准备 和 临时 设施 费 的 计算 公式 为 
地 准备 和 临时 设施 费 一 工程 费用 关 费 率 十 拆除 清理 费 (1.40) 

8. 引进 技术 和 引进 设备 其 他 费用 

引进 技术 及 引进 设备 其 他 费用 是 指引 进 技术 和 设备 发 生 的 但 未 计 和 设备 购置 费 中 的 
费用 。 

(1) 引进 项 目 图纸 资 料 翻译 复制 费 、 备 品 备件 测绘 费 。 可 根据 引进 项 目的 具体 情况 计 
列 或 按 引进 货 价 (FOB) 的 比例 估 列 ， 引 进项 目 发 生 备品 备件 测绘 费时 按 具体 情况 估 列 。 

(2) 出 国人 员 费 用 。 包 括 买方 人 员 出 国 设计 联络 、 出 国 考察 、 联 合 设 计 、 监 造 、 培 训 
等 所 发 生 的 差旅费 和 生活 费 等 。 依 据 合 同 或 协议 规定 的 出 国人 次 、 期 限 以 及 相应 的 费用 标 
准 计算 。 生 活 费 按照 财政 部 、 外 交 部 规定 的 现行 标准 计算 .差旅费 按 中 国民 航 公布 的 票 
计算 。 

(3) 来 华人 员 费 用 。 包 括 卖方 来 华工 程 技 术 人 员 的 现场 办 公费 用 、 往 返 现 场 交 通 费 

用 、 接 待 费 用 等 。 依 据 引进 合同 或 协议 有 关 条 款 及 来 华 技术 人 员 派 遗 计划 进行 计算 。 来 华 
人 员 接 待 费 用 可 按 每 人 次 费用 指标 计算 。 引 进 合同 价款 中 已 包括 的 费用 内 容 不 得 重复 
计算 。 
(4) 银行 担保 及 承诺 费 。 指 引进 项 目 由 国内 外 金融 机 构 出 面 承担 风险 和 责任 担保 所 发 
生 的 费用 ， 以 及 支付 贷款 机 构 的 承诺 费用 。 应 按 担 保 或 承诺 协议 计 取 ， 投资 估算 和 概算 编 
制 时 可 以 担保 金额 或 承诺 金额 为 基数 乘 以 费 率 计算 . 

9. 工程 保险 费 


工程 保险 费 是 指 为 转移 工程 项 目 建设 的 意外 风险 ,在 建设 期 内 对 建筑 工程 、 安 装 
程 、 机 械 设备 和 人 身 安全 进行 投保 而 发 生 的 费用 。 包 括 建筑 安装 工程 一 切 险 、 引 进 设备 财 
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产 保险 和 人 身 意外 伤害 险 等 。 

根据 不 同 的 工程 类 别 , 分别 以 其 建筑 、 安 装 工程 费 乘 以 建筑 、 安 装 工程 保险 费 率 计 
算 。 民 用 建筑 (住宅 楼 、 综 合 性 大 楼 、 商 场 、 旅 馆 、 医 院 、 学 校 ) 占 建筑 工程 费 的 0. 2 一 
0.4%; 其 他 建筑 (工业 厂房 、 仓 库 、 道 路、 码头 、 水 坝 、 隧 道 、 桥 粱 、 管 道 等 ) 占 建筑 工 
程 费 的 0.3% ~0.6%; 安装 工程 (农业 、 工 业 、 机 械 、 电 子 、 电 器 、 纺 织 、 矿 山 、 石 油 、 
化 学 及 钢铁 工业 、 钢 结构 桥梁 ) 占 建筑 工程 费 的 0. 3%~0. 6%。 

10. 特殊 设备 安全 监督 检验 费 


特殊 设备 安全 监督 检验 费 是 指 安全 监察 部 门 对 在 施工 现场 组 装 的 锅炉 及 压力 容器 、 压 
力 管道 、 消 防 设备 、 燃 气 设备 、 电 梯 等 特殊 设备 和 设施 实施 安全 检验 收取 的 费用 。 此 项 费 
用 按照 建设 项 日 所 在 省 (自治 区 、 直 辖 市 ) 安 全 监察 部 门 的 规定 标准 计算 。 无 具体 规定 的 ， 
在 编制 投资 估算 和 概算 时 可 按 受 检 设 备 现场 安装 费 的 比例 估算 : 

11. 市 政 公 用 设施 费 

市 政 公 用 设施 费 是 指使 用 市 政 公 用 设施 的 工程 项 目 ， 按 照 项 目 所 在 地 省 级 人 民政 府 有 
关 规 定 建设 或 缴纳 的 市 政 公 用 设施 建设 配套 费用 以 及 绿化 工程 补偿 费用 。 此 项 费用 按 工 程 
所 在 地 人 民政 府 规定 标准 计 列 。 


1.5.3 与 未 来 生产 经 营 有 关 的 其 他 费用 

































































1. 联合 试 运转 费 

联合 试 运转 费 是 指 新 建 或 新 增加 生产 能 力 的 工程 项 目 ， 在 交付 生产 前 按照 设计 文件 规 
定 的 工程 质量 标准 和 技术 要 求 ， 对 整个 生产 线 或 装置 进行 负荷 联合 试 运转 所 发 生 的 费用 净 
支出 ( 试 运转 支出 大 于 收入 的 差额 部 分 费用 六 试 运转 支出 包括 试 运转 所 需 原材料 、 燃 料及 
动力 消耗 、 低 值 易 耗 品 、 其 他 物料 消耗 、 工 具 用 具 使 用 费 、 机 械 使 用 费 、 保 险 金 、 施 工 单 
位 参加 试 运转 人 员工 资 以 及 专家 指导 费 等 ; 试 运转 收入 包括 试 运转 期 间 的 产品 销售 收入 和 
其 他 收入 。 联 合 试 运转 费 不 包括 应 由 设备 安装 工程 费用 开支 的 调试 及 试车 费用 ， 以 及 在 试 
运转 中 暴露 出 来 的 因 施工 原因 或 设备 缺陷 等 发 生 的 处 理 费用 。 

2. 专利 及 专 有 技术 使 用 费 

1) 专利 及 专 有 技术 使 用 费 的 主要 内 容 

(1) 国外 设计 及 技术 资料 费 ， 引 进 有 效 专利 、 专 有 技术 使 用 费 ， 以 及 技术 保密 费 。 

(2) 国内 有 效 专利 、 专 有 技术 使 用 费 。 

(3) 商标 权 、 商 誉 和 特许 经 营 权 费 等 。 

2) 专利 及 专 有 技术 使 用 费 的 计算 

在 专利 及 专 有 技术 使 用 费 计 算 时 应 注意 以 下 问题 。 

(1) 按 专 利 使 用 许可 协议 和 专 有 技术 使 用 合同 的 规定 计 列 。 

(2) 专 有 技术 的 界定 应 以 省 、 部 级 鉴定 批准 为 依据 。 

(3) 项 目 投资 中 只 计算 需 在 建设 期 支付 的 专利 及 专 有 技术 使 用 费 。 协 议 或 合同 规定 在 
生产 期 支付 的 使 用 费 应 在 生产 成 本 中 核算 。 

(4) 一 次 性 支付 的 商标 权 、 商 誉 及 特许 经 营 权 费 按 协议 或 合同 规定 计 列 。 协 议 或 合同 
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规定 在 生产 期 支付 的 商标 权 或 特许 经 营 权 费 应 在 生产 成 本 中 核算 。 

(5) 为 项 目 配套 的 专用 设施 投资 ,包括 专用 铁路 线 、 专 用 公路 、 专 用 通信 设施 、 送 变 
电站 、 地 下 管道 、 专 用 码头 等 ， 如 由 项 目 建设 单位 负责 投资 但 产权 不 归属 本 单位 的 ， 应 作 
无 形 资产 处 理 。 

3. 生产 准备 及 开办 费 

1) 生产 准备 及 开办 费 的 内 容 

在 建设 期 内 ， 建 设 单位 为 保证 项 目 正常 生产 而 发 生 的 人 员 培 训 费 、 提 前 进 厂 费 ， 以 及 
投产 使 用 必 备 的 办 公 、 生 活 家 具 用 具 及 工 器 具 等 的 购置 费用 ,包括 以 下 内 容 。 

(1) 人 员 培 训 费 及 提前 进 厂 费 。 包 括 自行 组 织 培 训 或 委托 其 他 单位 培训 的 人 员工 资 、 
工资 性 补贴 、 职 工 福利 费 、 差 旅 交通 费 、 劳 动 保护 费 、 学 习 资 料 费 等 。 

(2) 为 保证 初期 正常 生产 (或 营业 、 使 用 ) 所 必需 的 生产 办 公 、 生 活 家 具 用 具 购 
置 费 。 

(3) 为 保证 初期 正常 生产 (或 营业 、 使 用 ) 必 需 的 第 一 套 不 够 固定 资产 标准 的 生产 工 
具 、 器 具 、 用 有 具 购置 费 。 不 包括 备品 备件 费 。 

2) 生产 准备 及 开办 费 的 计算 

(1) 新 建 项 目 按 设计 定员 为 基数 计算 ， 改 扩建 项 目 按 新 增设 计 定员 为 基数 计算 

生产 准备 费 王 设计 定员 六 生产 准备 费 指标 (元 /人 ) (1.41) 

(2) 可 采用 综合 的 生产 准备 费 指 标 进行 计算 ， 也 可 以 按 费用 内 容 的 分 类 指标 
计算 。 

DG 

应 该 指出 ， 生 产 淮 备 费 在 实际 执行 中 是 一 笔 在 时 间 上 、 人 数 上 、 培 训 深 度 上 ， 很 难 划 
分 的 、 活 口 很 大 揭 划 出， 尤其 要 严格 掌握 : 


snrn, 


下 列 选 项 中 ， 属 于 工程 建设 其 他 费用 中 与 未 来 企业 生产 经 营 有 关 的 其 他 费用 是 (  )。 

A. 联合 试 运 转 费 B. 生产 人 员 培 训 费 C. 合同 契约 公证 费 

D, 生产 单位 提前 进 场 费 用 E. 特许 经 营 权 费 

解 : 工程 建设 其 他 费用 的 内 容 比较 多 ,学 习 中 不 但 要 掌握 费用 的 名 称 ， 还 应 了 解 该 项 费用 的 内 
容 性 质 。 

本 题 管 案 : A、B、 D、E 


















































1.6 现 E 
1.6.1 预备 费 
按 我 国 现 行规 定 ， 预 备 费 包括 基本 预备 费 和 价差 预备 费 。 
INNNNNNN 
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. 基本 预备 费 


) 基本 预备 费 的 内 容 
基本 预备 费 是 指针 对 项 目 实施 过 程 中 可 能 发 生 难以 预料 的 支出 而 事先 预 留 的 费用 ， 又 
称 工 程 建设 不 可 预见 费 ， 主 要 指 设 计 变 更 及 施工 过 程 中 可 能 增加 工程 量 的 费用 ， 基 本 预备 
费 一 般 由 以 下 四 部 分 构成 。 
(1) 在 批准 的 初步 设计 范围 内 ， 技 术 设 计 、 施 工 图 设计 及 施工 过 程 中 所 增加 的 工程 费 
用 ; 设计 变更 、 工 程 变更 、 材 料 代用 、 局 部 地 基 处 理 等 增加 的 费用 。 
(2) 一 般 自然 灾害 造成 的 损失 和 预防 自然 灾害 所 采取 的 措施 费用 。 实 行 工程 保险 的 工 
程 项 目 ， 该 费用 应 适当 降低 。 

(3) 竣工 验收 时 为 鉴定 工程 质量 对 隐蔽 工程 进行 必要 的 挖掘 和 修复 费 

(4) 超 规 超 限 设备 运输 增加 的 费用 。 

2) 基本 预备 费 的 计算 

基本 预备 费 是 按 工程 费用 和 工程 建设 其 他 费用 二 者 之 和 为 计 取 基 础 ， 乘 以 基本 预备 费 
费 率 进行 计算 。 

基本 预备 费 二 (工程 费用 十 工程 建设 其 他 费用 )X 基 本 预备 费 费 率 (1.42) 

式 中 : 基本 预备 费 费 率 的 取 值 应 执行 国家 及 部 门 的 有 关 规 定 。 

2. 价差 预备 费 

1) 价差 预备 费 的 内 容 

价差 预备 费 是 指 为 在 建设 期 内 利率 、 汇 率 或 价格 等 因素 的 变化 而 预 留 的 可 能 增加 的 费 
用 ， 也 称 为 价格 变动 不 可 预见 费 。 价差 预 备 费 的 内 容 包括 : 人 工 、 设 备 、 材 料 、 施 工 机 械 
的 价差 费 ， 建 筑 安装 工程 费 及 工程 建设 其 他 费用 调整 ， 利率 、 汇 率 调整 等 增加 的 费用 。 

2) 价差 预备 费 的 测算 方法 

价差 预备 费 一 般 根据 国家 规定 的 投资 综合 价格 指数 ， 按 估算 年 份 价格 水 平 的 投资 额 为 
基数 ， 采 用 复 利 方法 计算 。 价 差 预备 费 的 计算 公式 为 


PF= > 下 = (1.43) 
‘1 


式 中 : PF 一 一 价差 预备 费 ; 
一 一 建设 期 年 份 数 ; 
1 一 一 估算 静态 投资 额 中 第 1 年 投入 的 工程 费用 ; 

/一 一 年 涨 价 率 ; 

mm 一 一 建设 前 期 年 限 ( 从 编制 估算 到 开工 建设 ， 单 位 : 年 )。 
年 涨 价 率 ， 政 府 部 门 有 规定 的 按 规定 执行 ， 没 有 规定 的 由 可 行 性 研究 人 员 预 测 。 


1.6.2 建设 期 利息 


建设 期 利息 主要 是 指 在 建设 期 内 发 生 的 为 工程 项 目 筹措 资金 的 融资 费用 及 债务 资金 
利息 。 

当 贷款 在 年 初 一 次 性 贷 出 且 利率 固定 时 ， 建 设 期 贷款 利息 按 下 式 计算 
ep (1.44) 





























































































































式 中 : 了 一 一 一 次 性 贷款 数额 ; 
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年 利率 ; 
计 息 期 ; 
贷款 利息 。 
当 总 贷款 是 分 年 均衡 发 放 时 ， 建 设 期 利息 的 计算 可 按 当年 借款 在 年 中 支 用 考虑 ， 即 当 
年 贷款 按 半 年 计 息 ， 上 年 贷款 按 全 年 计 息 。 建 设 期 利息 的 计算 公式 为 
g = (P+ 直 A) "i (1.45) 


式 中 : gj 一 一 建设 期 第 j 年 应 计 利息 ; 
Pj-! 一 一 建设 期 第 (一 1) 年 末 贷 款 累 计 金 额 与 利息 累计 金额 之 和 ; 
A 一 一 建设 期 第 j 年 贷款 金额 ; 

年 利率 。 
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®@ ( 特 别 ( 揭 a 

国外 贷款 利息 的 计算 中 ， 还 应 包括 国外 贷款 银行 根据 贷款 协议 向 贷款 方 以 年 利率 的 方 
式 收取 的 手续 党、 管理 沉 、 承 诺 费 ， 以 及 国内 代理 机 构 经 国家 主管 部 门 批准 的 以 年 利率 的 
方式 向 贷款 单位 收取 的 转 贷 费 、 担 保费 、 管 理 党 等 。 





Bnnn,, 


某 新 建 项 目 ， 建 设 期 为 3 年 沧 年 均衡 进行 贷款 , 弟 持 年 贷款 为 300 万 元 ， 第 二 年 600 万 元 ， 
第 三 年 400 万 元 ,年 利率 为 42%%， 则 建设 期 贷款 利息 为 多 罗 7 
解 : 在 建设 期 ， 各 年 利息 计算 如 下 


生生 4 信 一 二 X300X12% 王 18《 万 元 ) 


gp 十 去 42) 一 (318 十 二 X600) X12% = 74.16 (万 元 ) 
qs = (p: 十 去 4) “1 一 (318 十 600 十 74. 16 十 于 X400) X12% = 143.06 (万 元 ) 
则 建设 期 贷款 利息 一 18 十 74. 16 十 143. 06 一 235. 22( 万 元 ) 


Bann,, 


某 建设 项 目 建 安 工 程 费 5 000 万 元 ， 设 备 购置 费 3 000 万 元 ， 项 目 建设 前 期 年 限 为 1 年 ， 建 设 期 
为 3 年 ， 各 年 投资 计划 额 为 :第 一 年 完成 投资 20% ， 第 二 年 60%， 第 三 年 20%。 年 均 投资 价格 上 涨 
率 为 6% ， 试 求 建设 项 目 建设 期 间 价差 预备 费 。 

解 : 工程 费用 一 5 000 十 3 000 二 8 000( 万 元 ) 

建设 期 第 一 年 完成 投资 一 8 000X20 一 1 600( 万 元 ) 

第 一 年 价差 预备 费 为 : PF 二 I [ (1 十 f) (1 十 有 "一 1] 一 146. 14( 万 元 ) 

第 二 年 完成 投资 一 8 000X60% 一 4 800( 万 元 ) 
第 二 年 价差 预备 费 为 : PF: 王 五 (十 有 ) (1 十 有 "(1 十 有 ) 一 1] 一 752.72( 万 元 ) 
第 三 年 完成 投资 一 8 000X20% 二 1 600( 万 元 ) 








INNNNNNNN 
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第 三 年 价差 预备 费 为 : PF, 二 I [ (十) (1 十 有 "(I 十 有 ?一 1] 一 361. 96( 万 元 ) 
建设 期 的 价差 预备 费 为 
PF 二 146. 14 十 752. 72 十 361. 96 一 1 260. 82( 万 元 ) 


一 | 本国 | 小 加 一 一 


本 章 参考 了 全 国 造 价 工程 师 职 业 资格 考试 培训 教材 《建设 工程 造价 管理 》、《 建 设 工 
程 计 价 》， 结 合 住房 和 城乡 建设 部 、 财 政 部 《关于 印发 (建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 的 
通知 》( 建 标 [2013] 44 号 ) 文 件 的 具体 内 容 ， 全 面 叙述 了 建设 工程 造价 构成 的 主要 
内 容 。 

本 章 主 要 内 容 有 : 工程 造价 的 含义 及 特点 ,工程 计 价 的 特征 ,工程 造价 管理 的 相关 概 
念 ， 我 国 现行 的 工程 造价 管理 组 织 ， 我 国 现行 建设 项 日 投资 构成 ,我 国 现行 建设 项 日 工程 
造价 的 构成 ， 设 备 购置 费 的 构成 及 计算 ， 工 具 、 器 具 及 生产 家 具 购 置 费 的 构成 及 计算 ， 我 
国 现行 的 建筑 安装 工程 费用 的 构成 ， 工 程 建设 其 他 费用 的 构成 ， 预 备 费 、 建 设 期 利息 的 含 
义 及 计算 方法 。 

本 章 的 教学 目标 是 使 学 生 通 过 本 章 的 学 习 ， 初 步 认识 建筑 工程 造价 管理 ， 了 解 我 国 现 
行 建筑 安装 工程 费用 的 构成 、 我 国 现行 的 工程 造价 构成 。 
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社 ，2013.5。 
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一 、 单 选 题 

1. 工程 造价 两 种 含义 的 主要 区 别 是 ( )。 

A. 第 一 种 含义 属于 价格 管理 范畴 ， 第 二 种 含义 属于 投资 管理 范畴 

B. 第 一 种 含义 对 于 投资 者 追求 投资 决策 的 正确 性 ， 第 二 种 含义 对 于 承包 商 追 求 较 高 
的 工程 造价 

C. 第 一 种 含义 是 作为 市 场 供给 主体 ， 出售 商 品 和 劳务 的 价格 总 和 ， 第 二 种 含义 是 
“购买 ”项 目 付出 的 价格 
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D. 第 一 种 含义 通常 认定 为 是 工程 投资 费用 ， 第 二 种 含义 是 工程 承 发 包 价格 

2. 我 国 进口 设备 采用 最 多 的 一 种 货 价 是 ( 7 

A. 运费 在 内 价 B. 保险 费 在 内 价 

C. 装运 港 船上 交 货 价 D. 目的 港 船上 交 货 价 

3. 根据 《建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》( 建 标 [2013] 44 号 ) 文 件 的 规定 ， 下 列 属于 
分 部 分 项 工程 费 中 材料 费 的 是 (  )。 

A. 塔 式 起 重 机 基础 的 混凝土 费 

B. 现场 预制 构件 地 胎 模 的 混凝土 费用 

C. 保护 已 完 石材 地 面 而 铺设 的 大 芯 板 费用 

D. 独立 柱 基 础 混凝土 垫 层 费 用 

4. 根据 《建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》( 建 标 [2013] 44 号 ) 文 件 的 规定 ,现场 项 目 
经 理 的 工资 列 人 ( ”)。 

A. 其 他 直接 费 B. 现场 经 费 C. 企业 管理 费 D, 直接 费 

5. 根据 《建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》( 建 标 [2013]- 44 号 ) 文 件 的 规定 ， 大 型 机 械 
设备 进出 场 及 安 拆 费 中 的 辅助 设施 费用 应 计 入 (~ 。 

A. 直接 费 B. 间接 费 

C. 施工 机 械 使 用 费 D. 措施 费 

6. 根据 《建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》( 建 标 [2013] 44 号 ) 文 件 的 规定 ， 下 列 属于 
分 部 分 项 工程 费 中 人 工 费 的 是 ( “》。 





























A. 6 个 月 以 上 的 病假 人 员 的 工资 B, 装载 机 司机 工资 
C. 公司 安全 监督 人 员工 资 D. ;电焊 工 产 、 婚 假期 的 工资 


7. 根据 《建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》( 建 标 “[2013] 44 号 ) 文 件 的 规定 ， 工 程 排 污 
费 属于 ( )s 

A. 措施 费 B. 规 费 C. 企业 管理 费 D, 直接 费 

8. 某 新 建 项 目 建设 期 为 4 年 ， 分 年 均衡 进行 贷款 ， 第 一 年 贷款 1 000 万 元 ， 以 后 各 年 
贷款 均 为 500 万 元 ， 年 贷款 利率 为 6%， 建 设 期 内 利息 只 计 息 不 支付 ， 该 项 目 建设 期 贷款 
利息 为 ( )。 

A. 76. 80 万 元 B. 106. 80 万 元 C.、366. 30 万 元 D. 389. 35 万 元 

9. 某 市 建筑 公司 承建 某 县 政府 办 公 楼 ， 工 程 不 含 税 造价 为 1 000 万 元 ， 该 施工 企业 应 
缴纳 的 营业 税 为 ( ) 万 元 。 

A. 32.81 B. 31. 60 C. 31.00 D. 34.1215 

二 、 多 选 题 

1. 根据 《建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》( 建 标 [2013] 44 号 ) 文 件 的 规定 ， 规 费 包括 
t 六 








A. 工程 排污 费 B. 工程 定额 测定 费 
C. 文明 施工 费 D. 住房 公积金 

E. 社会 保障 费 

到 区 ) 属 于 建筑 工程 费 。 

A. 场地 平整 费 B. 室外 管道 铺设 费 
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工程 造价 控制 


仪器 仪表 安装 费 


以 


“S500000000° °°。 ED 


D. 构筑 物 费 


供电 外 线 安装 工程 费 
根据 《建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》( 建 标 [2013] 44 号 ) 文 件 的 规定 ， 劳 动 保 险 


费 包括 (  )。 


职工 退休 人 金 


B. 离 退 休 职 工 的 异地 安家 补助 费 
D. 医疗 保险 费 


女 职 工 哺乳 期 间 的 工资 
有 效 地 控制 工程 造价 应 体现 ( 。“) 原 则 。 
.以 设计 阶段 为 重点 的 建设 全 过 程 造 价 控制 


C. 
E. 
六 
括 
A. 养老 保险 费 
C. 
E. 
二 
A 





只 


设备 购置 费 包括 ( 


DPIn 


、 简 答题 
. 什么 是 工程 造价 ? 
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心 
到 到 到 到 

















“我 


主动 控制 ， 以 取得 令 人 满意 的 结果 

技术 与 经 济 相 结 合 是 控制 造价 的 最 有 效 手段 
造价 和 确定 之 间 存 在 相互 制约 的 关系 

技术 与 经 济 相 分 离 是 控制 造价 最 有 效 的 手段 


Ds 


设备 原价 B. 设备 运输 费 C. 设备 装 印 费 
设备 保管 费 E. 设备 运 杂 费 


工程 造价 有 哪些 特点 ? 

工程 计价 有 哪些 特点 ? 

. 工程 造价 管理 的 含义 是 什么 ? 

: 什么 是 全 面 造 价 管理 ? 

王 程 造 价 管理 的 目标 、 任 务 和 基本 内 容 是 什么 ? 
现行 的 工程 造价 管理 组 织 有 哪些 ? 

现行 建设 项 目 投资 构成 包括 哪些 内 容 ? 


现行 建设 项 目 工程 造价 的 构成 包括 哪些 内 容 ? 





10. 简 述 工程 建设 其 他 费用 的 构成 。 


11. 简要 叙述 建筑 安装 了 


和 计算 方法 。 


一 、 实 训 内 容 














[ 程 费 中 的 分 部 分 项 工程 费 、 规 费 和 税金 的 含义 ， 包 括 的 内 容 


综合 实 训 


根据 某 基 础 工程 工程 量 和 《全 国 统一 建筑 工程 基础 定额 》 消 耗 指 标 ， 进 行 工 料 分 析 计 


算得 出 各 项 资源 消耗 及 该 地 











区 相应 的 市 场 价格 见 表 1 - 4。 按 照 建 标 [2013] 44 号 文件 关 

















于 建安 工程 费用 的 组 成 和 规定 取 费 ， 各 项 费用 的 费 率 为 : 企业 管理 费 费 率 23%、 利 润 率 


20% (企业 管理 费 和 利润 的 计算 基数 二 定额 人 工 费 十 定额 机 械 费 )。 
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表 1-4 资源 消耗 量 及 预算 价格 表 







































































资源 名 称 ”| 单位 消耗 量 单价 /元 资源 名 称 单位 | ”消耗 量 单价 /元 
325# 水 泥 kg 1 740. 84 0.32 | 钢筋 @10 以 内 t 2.307 3 100. 00 
425# 水 泥 kg | 18 101.65 0.34 | 钢筋 @10 以 上 t 5. 526 3 200. 00 
525# 水 泥 kg | 20 349.76 0.36 | 砂浆 搅拌 机 台 班 16. 24 42. 84 
净 砂 m 70.76 30. 00 | 5t 载 重 汽车 台 班 14. 00 310. 59 
碎 石 mm 40. 23 41. 20 | 木工 圆 句 台 班 0. 36 171. 28 
钢 模 mm 152. 96 9.95 | 翻斗 车 台 班 16. 26 101. 59 
工程 用 木材 m 5.00 |2 480.00 | 控 土 机 台 班 1.00 1 060. 00 
模板 用 木材 m 1.232 |2 200.00 | 混凝土 搅拌 机 台 班 4.35 152. 15 
镀 锌 铁丝 kg 146. 58 10. 48 |‖ 卷扬机 合 班 20. 59 ?57 
灰 土 m 54. 74 50. 48 |‖ 钢筋 切断 机 台 班 2.79 161. 47 
水 m 42. 90 2.00 | 钢筋 弯曲 机 台 班 6.67 天 2 站 
电焊 条 kg 12. 98 6. 67 | 插入 式 震 动 器 台 班 32.37 11.82 
草 袋 子 mm 24. 30 0. 94 || 平板 式 震动 器 台 班 4. 18 13.57 
黏土 夸 千 块 109.07 150.00, | 电动 打 夯 机 台 班 85. 03 23. 12 
隔离 齐 kg 20. 22 2.00 | 综合 工 日 王 日 | 1 207.00 20. 31 
铁 钉 kg 61.57 5.70 

二 、 实 训 要 求 





1. 根据 表 1-4 中 的 各 种 资源 的 消耗 量 和 市 场 价格 ,列表 计算 该 基础 工程 的 人 工 费 、 
材料 费 和 机 械 费 。 

2. 根据 背景 材料 给 定 的 费 率 ， 按照 建 标 [2013] 44 号 文件 关于 建安 工程 费用 的 组 成 ， 
计算 该 基础 工程 的 分 部 分 项 工程 费 。 
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熟悉 建设 工程 定额 的 


建设 


工程 造价 确定 的 依据 


定额 的 概 次 产生 发 展 的 过 程 、 在 管理 中 的 地 位 及 作 






熟悉 建设 工程 定额 的 内 容 及 在 现代 经 济 生 活 中 和 工程 建设 领域 中 的 作用 ; 党 
握 工程 量 清单 的 概念 和 工程 量 清单 的 编制 ， 了 解 确定 建设 工程 造价 的 其 他 依据 。 














内 容 用 以 及 征 颜 的 不 同 分 类 30% 
清单 的 概念 、 在 招 投标 中 所 起 的 作用 、 清 单 包括 的 主 

掌握 工程 量 清单 编制 要 内 容 以 及 具体 炉 制 方法 50% 

了 解 建设 工程 造价 的 | 工程 技术 文件 、 要 素 市 场 价格 信息 、 建 设 工程 环境 条 | 50y 

其 他 确定 依据 件 竺 


而 厅 

某 市 政府 准备 投资 兴建 一 项 隧道 工程 ， 此 工程 为 该 市 建设 规划 的 重要 项 目 之 一 ， 经 过 
投资 估算 ， 已 经 将 该 工程 列 入 了 地 方 年 度 固定 资产 投资 计划 。 概 算 已 经 主管 部 门 批准 ， 征 
地 工作 基本 全 部 完成 ， 施 工 图 及 有 关 技 术 资料 齐全 ， 现 决定 对 该 项 目 进行 施工 招标 。 招 标 
以 前 ， 业 主 委托 工程 造价 咨询 人 编制 工程 量 清单 和 招标 控制 价 ， 并 且 将 其 提供 给 了 各 投标 
单位 ， 对 参加 投标 的 施工 企业 进行 投标 价 的 评定 ， 择 “ 优 ” 选 择 合适 的 施工 单位 并 签署 工 
程 合同 。 

在 招 投标 的 过 程 中 ， 从 项 目 投资 决策 到 确定 施工 单位 开始 施工 ， 不 同 阶段 要 进行 多 次 
计价 ， 如 投资 估算 、 概 算 造 价 、 修 正 概算 造价 、 预 算 造 价 (招标 控制 价 ) 、 合 同 价 等 。 那 么 
确定 工程 造价 的 依据 是 什么 呢 ? 


CD 

一 般 来 说 ， 建 设 工程 从 最 初 的 项 目 建议 书 、 可 行 性 研究 到 准备 开始 施工 以 前 ， 应 预先 
对 建设 工程 造价 进行 计算 和 确定 。 建 设 工程 造价 在 不 同 阶 段 的 具体 表现 形式 为 投资 估算 、 
概算 造价 、 修 正 概算 造价 、 预 算 造 价 (招标 控制 价 )、 合同 价 等 。 建 设 工程 造价 表现 形式 多 
种 多 样 ， 所 需 的 确定 依据 也 不 同 ， 但 确定 的 整 本 原理 是 相同 的 。 建 设 工程 造价 确定 的 依据 
是 指 进行 建设 工程 造价 确定 所 必需 的 基础 数据 和 资料 ， 主 要 包括 工程 定额 、 工 程 量 清单 、 
要 素 市 场 价格 工程 技术 文件 、 环境 条 件 与 工程 建设 实施 组 织 和 技术 方案 等 











我 国 的 定额 是 在 几 代 人 积累 了 大 量 翔 实 的 基础 资料 和 信息 、 总 结实 践 经 验 的 基础 上 经 
过 辛勤 劳动 得 到 的 成 果 。 经 过 几 十 年 的 发 展 ， 定 额 体系 已 经 初步 建立 起 来 ， 为 确定 建设 工 
程 的 造价 提供 了 重要 的 依据 。 


2.1.1 定额 的 概念 


从 广义 上 讲 ， 定 额 是 一 种 规定 的 额度 ， 也 是 处 理 特定 事物 的 数量 界限 。 在 现代 社会 经 
济 生活 中 ， 定 额 几乎 无 处 不 在 。 就 生产 领域 来 说 ， 工 时 定额 、 原 材料 消耗 定额 、 原 材料 和 
成 品 半成品 储备 定额 、 流 动 资金 定额 等 都 是 企业 管理 的 重要 基础 。 
在 工程 建设 领域 也 存在 多 种 定额 。 建 设 工程 定额 是 指 按照 国家 有 关 的 产品 标准 、 设 计 
规范 和 施工 验收 规范 、 质 量 评定 标准 ， 并 参考 行业 、 地 方 标准 ， 以 及 有 代表 性 的 工程 设计 
和 施工 资料 确定 的 工程 建设 过 程 中 完成 规定 计量 单位 产品 所 消耗 的 人 工 、 材 料 、 机 械 等 消 
耗 量 的 标准 。 这 种 规定 的 额度 所 反映 的 是 在 一 定 的 社会 生产 力 发 展 水 平 下 ， 完 成 某 项 工程 
建设 产品 与 各 种 生产 消耗 之 间 特 定 的 数量 关系 .考虑 的 是 正常 的 施工 条 件 、 目 前 大 多 数 施 
工 企业 的 技术 装备 程度 、 合 理 的 施工 工期 、 施 工 工艺 和 劳动 组 织 ， 反 映 的 是 一 种 社会 平均 
消耗 水 平 。 例 如 : 某 省 《建筑 工程 预算 定额 》 中 规定 , 采用 M5 混合 砂浆 、 机 制 红 砖 砌 筑 
100nY 一 砖 厚 外 墙 需 消耗 综合 人 工 工 日 45. 29 个 ， 机 制 红 砖 12. 754 千 块 ， 强 度 等 级 为 325 半 
的 普通 硅 酸 盐水 泥 1 080kg， 净 砂 5. 51m’ ,石灰 谨 540kg, 水 7. 4m* 。 以 上 消耗 的 计价 为 
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人 工 费 513. 23 元 ,材料 费 1 119. 59 元 ,机 械 费 57. 24 元 ,合计 基价 为 1 690. 06 元 。 这 里 
砌 100mw 产 品 ( 一 砖 厚 外 墙 ) 和 所 消耗 的 各 种 资源 之 间 的 关系 是 客观 的 ， 也 是 特定 的 ， 它 们 
之 间 的 数量 关系 是 不 可 替代 的 。 


2.1.2 定额 的 产生 


定额 的 产生 是 与 资本 主义 企业 管理 科学 化 紧密 联系 在 一 起 的 。19 世纪 末 20 世纪 初 ， 
当时 美国 资本 主义 发 展 正 处 于 上 升 时 期 ， 但 受制 于 传统 的 、 赁 经 验 管理 的 方法 ， 工 人 劳动 
生产 率 很 低 ， 生 产能 力 得 不 到 充分 发 挥 。 在 这 种 时 代 和 背景 下 ， 美国 的 工程 师 泰 罗 开 始 了 对 
企业 管理 的 研究 。 他 突破 了 当时 传统 管理 方法 的 晓 绊 ， 为 了 解决 如 何 提高 工人 劳动 效率 的 
问题 ， 泰 罗 进 行 了 大 量 的 科学 试验 ,努力 把 当时 科学 技术 的 最 新 成 果 应 用 于 企业 管理 的 研 
究 ，1911 年 出 版 了 著名 的 《科学 管理 原理 》 一 书 开创 了 科学 管理 的 先河 ， 被 后 人 尊 为 
“科学 管理 之 父 ”， 其 所 提出 的 一 整套 系统 的 、 标 准 的 科学 管理 方法 形成 了 有 名 的 “ 泰 罗 
制 "。“ 泰 罗 制 ”的 核心 是 制定 科学 的 工时 定额 ， 实 行 标准 的 操作 方法 ， 强 化 和 协调 职能 管 
理 ， 实行 有 差别 的 计件 工资 制 。 

我 国定 额 的 产生 和 发 展 ， 有 着 非常 悠久 的 历史 。 公元 1100 年 ， 北 宋 著 名 的 土木 建筑 
家 李 诫 修 编 的 《营造 法 式 》 一 书 ， 不 仅 是 土木 建筑 工程 技术 的 巨著 ， 也 是 我 国有 记载 的 关 
于 工料 计算 方面 的 第 一 部 文献 。《 营 造 法 式 》 共 34 卷 ， 其 中 有 13 卷 是 关于 工料 计算 的 规 
定 ， 这 些 规定 可 以 看 作 是 古代 建设 工程 的 工料 定额 和 定额 计算 规则 。 在 清朝 ， 经 营建 筑 的 
国家 机 关 分 设 了 “ 样 房 ”和 “ 算 房 "* 样 房 ”负责 图 样 设计 ,“ 算 房 ” 则 专门 负责 施工 预 
算 ， 这 样 ， 定 额 的 使 用 范围 有 所 扩大 ， 定 额 的 功能 也 有 所 增加 。 新 中 国 成 立 以 后 ， 我 国 吸 
取 了 苏联 定额 工作 的 经 验 ， 参 考 了 欧美 国家 有 关 定 额 方面 的 管理 科学 内 容 ， 并 结合 我 国 在 
各 个 时 期 工程 施工 的 实际 情况 ， 编 制 了 适合 我 国 工程 建设 的 切实 可 行 的 建设 工程 定额 。 
1995 年 12 月 15) 日 中 华人 民 共 和 国 建设 部 编制 颁发 了 《全 国 统一 建筑 工程 基础 定额 》 
(土建 部 分 ); -2002 年 ， 颁 发 了 《全 国 统一 建筑 装饰 装修 工程 消耗 量 定额 )》(GDY 一 901 一 
2002);，2003 年 2 月 17 日 ,颁发 了 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2003); 
2008 年 7 月 9 日 ,住房 和 城乡 建设 部 颁发 了 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 
50500 一 2008) ; 2012 年 12 月 25 日 ,住房 和 城乡 建设 部 颁发 了 《建设 工程 工程 量 清单 计 
价 规 范 》 (GB 50500 一 2013) 。 

随 着 管理 科学 的 发 展 ， 一 些 新 技术 、 新 工艺 的 不 断 出 现 ， 定 额 的 内 容 也 在 不 断 地 扩充 、 
完善 。 定 额 伴随 着 管理 科学 的 产生 而 产生 ， 伴 随 着 管理 科学 的 发 展 而 发 展 。 它 虽然 是 管理 科 
学 发 展 初期 的 产物 ， 但 它 在 企业 管理 中 占有 重要 的 地 位 ， 因 为 定额 不 但 可 以 给 企业 提供 可 靠 
的 基本 管理 数据 ， 同 时 它 也 是 科学 管理 企业 的 基础 和 必 备 条 件 。 无 论 是 在 研究 工作 中 还 是 在 
实际 工作 中 ， 都 必须 重视 工作 时 间 和 操作 方法 的 研究 ， 都 必须 重视 定额 的 确定 。 


2.1.3 定额 的 地 位 和 作用 




































































1. 定额 在 现代 管理 中 的 地 位 

(1) 定额 是 节约 社会 劳动 、 提 高 劳动 生产 率 的 重要 手段 。 定 额 为 生产 者 和 经 营 管理 人 
员 提供 了 评价 劳动 成 果 和 经 济 效益 的 标准 尺度 ， 同 时 也 使 劳动 者 自觉 节约 消耗 ， 努 力 提高 
劳动 生产 率 和 经 济 效益 。 
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人 基价 中 规定 人 工 、 材 料 、 机 械 资源 消耗 的 多 少 反映 了 定额 水 平 ， 
定时 期 社会 生产 力 的 综合 反映 。 

(2) 定额 是 组 织 和 协调 社会 化 大 生产 的 工具 。 随 着 生产 力 的 发 展 ， 分 工 越 来 越 细 ， 生 
产 社 会 化 程度 不 断 提 高 ， 任 何 一 件 产品 都 可 以 说 是 许多 企业 、 许 多 劳动 者 共同 完成 的 社会 
产品 。 因 此 ， 必 须 借 助 定额 实现 生产 要 素 的 合理 配置 ， 以 定额 作为 组 织 、 指 挥 和 协调 社会 
生产 的 科学 依据 和 有 效 手段 ， 从 而 保证 社会 生产 持续 、 顺 利 地 发 展 。 

(3) 定额 是 宏观 调控 的 依据 。 我 国 社会 主义 经 济 是 以 公有 制 为 主体 的 ， 它 既 要 充分 发 
展 市 场 经 济 ， 又 要 有 计划 地 进行 指导 和 调节 。 这 就 需要 利用 一 系列 定额 为 预测 、 计 划 、 调 
节 和 控制 经 济 发 展 提供 有 技术 根据 的 参数 和 可 靠 的 计量 标准 。 


我 国 建筑 安装 工程 价格 市 场 化 经 历 了 国家 定价 、 国 家 指导 价 、 国 家 调控 价 3 个 阶段 ， 
在 8 个 阶段 中 ee ad a 人 























(4) 定额 在 实现 分 配 、 兼 顾 效率 与 社会 公平 方面 有 巨大 的 作用 。 定 额 作为 评价 劳动 成 
果 和 经 济 效益 的 尺度 也 成 为 资源 分 配 和 个 人 消费 品 分 配 的 依据 。 

2. 工程 建设 定额 的 作用 

在 工程 建设 中 ,项 目的 投资 必须 要 依靠 定额 来 进行 计算 ,定额 的 作用 包括 以 下 几 
方面 。 

(1) 定额 是 完成 规定 计量 单位 分 项 工程 计价 所 需 的 人 工 、 材 料 、 施 工 机 械 台 班 的 消耗 
量 标准 。 由 于 经 济 实体 受 各 自 的 生产 条 件 ; 包括 企业 的 工人 素质 、 技 术 装 备 、 管 理 水 平 、 
经 济 实力 等 的 影响 ， 因 此 完成 某 项 特定 工程 所 消耗 的 人 力 、 物 力 和 财力 资源 存在 着 差别 ， 
而 定额 就 为 个 别 劳动 之 间 存 在 的 这 种 差异 制定 了 一 个 一 般 消耗 量 的 标准 。 即 人 工 、 材 料 、 
施工 机 械 台 班 的 消耗 量 标准 ， 这 个 标准 有 利于 凌 策 落后 ， 鼓 励 先进 。 

(2) 定额 是 编制 工程 量 计算 规则 、 项 目 划 分 、 计 量 单位 的 依据 。 要 计算 建筑 安装 工程 
的 工程 量 ， 必 须要 依据 一 定 的 工程 量 计算 规则 。 工 程 量 计算 规则 的 确定 、 项 目 划分 、 计 量 
单位 ， 以 及 计算 方法 都 必须 依据 定额 。 

(3) 定额 是 编制 建安 工程 地 区 单位 估价 表 的 依据 。 建 安 工程 单位 估价 表 的 编制 过 程 就 
是 根据 定额 规定 消耗 的 各 类 资源 (人 、 材 、 机 ) 的 消耗 量 乘 以 该 地 区 基期 资源 价格 ， 然 后 进 
行 分 类 汇总 的 过 程 。 

(4) 定额 是 编制 施工 图 预算 、 招 标 工程 标底 以 及 投标 报价 的 依据 。 定 额 的 制定 ， 其 主 
要 目的 就 是 为 了 计价 。 我 国 现 阶段 还 处 在 定额 模式 向 清单 模式 过 渡 的 阶段 ， 施 工 图 预算 、 
招标 标底 以 及 投标 报价 书 的 编制 ， 主 要 是 依据 工程 所 在 地 的 单位 估价 表 ( 定 额 的 另 一 种 形 
式 ) 和 行业 定额 来 制定 。 

(5) 定额 是 编制 投资 估算 指标 的 基础 。 在 对 一 个 拟 建 工程 进行 可 行 性 研究 时 ， 一 个 重 
要 的 内 容 就 是 要 用 估算 指标 来 估算 工程 的 总 投资 。 估 算 指 标 通常 是 根据 历史 的 预 、 结 算 资 
料 和 价格 变动 等 资料 ， 依 据 预算 定额 、 概 算 定额 所 编制 的 反映 一 定 计量 单位 的 建 ( 构 ) 筑 物 
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或 工程 项 目 所 需 费 用 的 指标 。 
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内 蒙古 自治 区 建筑 工程 多 孔 砖 墙 单位 估价 表 ， 如 表 2 一 1 所 示 。 
表 2-1 内 蒙古 自治 区 建筑 工程 多 孔 砖 墙 单位 估价 表 ( 单 位 : 10m ) 
























































定额 编号 350 351 352 
pe 砖 墙 ( 双 面 混 水 ) 
1/2 砖 墙 ] 砖 墙 1.5 砖 墙 
基价 /元 2 454. 35 2 329.52 2 315.13 
人 工 费 /元 658x52 550. 04 540. 86 
材料 费 / 元 177 生 54 1 752. 64 1 747. 43 
机 械 费 /元 21. 14 26. 84 26. 84 
名 称 单位 单价 /元 数量 
综合 工 日 工 旧 MA5.00 14.637 12. 223 12. 019 
多 和 孔 传 240X115X53 千 块 450. 00 3.550 3. 400 3. 350 
混合 砂浆 M5-H-3 nm 115. 27 1280 1.040 1. 040 
水 m 5.70 1¢480 1. 880 2. 030 
双 锥 反 出 料 混凝土 捞 拌 机 200E 台 班 81°82 0. 260 0.330 0. 330 
【案例 解析 】 
单位 估价 表 实 质证 是 将 “ 量 ” 和 “ 价 ” 结 合 的 二 种 定额 ， 用 货币 形式 来 表示 完成 单位 合格 产品 所 需 


的 人 工 费 、 材 料 费 和 机 械 费 ， 表 2- 1 中 的 消耗 量 依据 的 就 是 现行 的 预算 定额 (消耗 量 定额 )。 


2.1.4 工程 定额 体系 


工程 定额 是 完成 规定 计量 单位 的 合格 建筑 安装 产品 所 消耗 资源 的 数量 标准 。 工 程 定额 

一 个 综合 概念 ， 是 建设 工程 造价 计价 和 管理 中 各 类 定额 的 总 称 ， 包括 许 多 种 类 的 定额 ， 
可 以 按照 不 同 的 原 则 和 方法 对 它 进行 分 类 。 

1. 按 定额 反映 的 生产 要 素 消耗 内 容 分 类 

可 以 把 工程 定额 划分 为 劳动 消耗 定额 、 材 料 消耗 定额 和 机 械 消耗 定额 三 种 。 

(1) 劳动 消耗 定额 。 简 称 劳动 定额 (也 称 为 人 工 定额 )， 是 在 正常 的 施工 技术 和 组 织 条 
件 下 ， 完 成 规定 计量 单位 合格 的 建筑 安装 产品 所 消耗 的 人 工 工 日 的 数量 标准 。 劳 动 定额 的 
主要 表现 形式 是 时 间 定 额 ， 但 同时 也 表现 为 产量 定额 。 时 间 定 额 与 产量 定额 互 为 倒数 。 
(2) 材料 消耗 定额 。 简 称 材料 定额 ， 是 指 在 正常 的 施工 技术 和 组 织 条 件 下 ， 完 成 规定 
计量 单位 合格 的 建筑 安装 产品 所 消耗 的 原材料 、 成 品 、 半 成 品 、 构 配件 、 燃 料 ， 以 及 水 、 
电 等 动力 资源 的 数量 标准 。 

(3) 机 械 消耗 定额 。 机 械 消耗 定额 是 以 一 台 机 械 一 个 工作 班 为 计量 单位 ， 所 以 又 称 为 
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机 械 台 班 定额 。 机 械 消耗 定额 是 指 在 正常 的 施工 技术 和 组 织 条 件 下 ， 完 成 规定 计量 单位 合 

格 的 建筑 安装 产品 所 消耗 的 施工 机 械 台 班 的 数量 标准 。 机 械 消耗 定额 的 主要 表现 形式 是 机 

械 时 间 定 额 ， 同 时 也 以 产量 定额 表现 。 

TO EE 
劳动 消耗 定额 、 材 料 消耗 定额 和 机 械 消耗 定额 的 制定 应 从 有 利于 提高 企业 的 施工 水 平 

出 发 ， 以 能 反映 平均 先进 的 消耗 量 水 平 为 原则 ,这 三 种 定额 是 其 他 定额 的 基本 组 成 部 分 。 


He 











2. 按 定 额 的 编制 程序 和 用 途 分 类 

可 以 把 工程 定额 分 为 施工 定额 、 预 算 定额 、 概 算 定额 、 概 算 指标 、 投 资 估算 指标 五 种 。 

(1) 施工 定额 。 施 工 定额 是 完成 一 定 计量 单位 的 某 一 施工 过 程 或 基本 工序 所 需 消耗 的 
人 工 、 材 料 和 机 械 台 班 数 量 标准 。 施 工 定额 是 施工 企业 (建筑 安装 企业 ) 组 织 生 产 和 加 强 管 
理 在 企业 内 部 使 用 的 一 种 定额 ， 属 于 企业 定额 的 性 质 。 施 工 定额 是 以 某 一 施工 过 程 或 基本 
工序 作为 研究 对 象 ， 表 示 生 产 产 品 数量 与 生产 要 素 消耗 综合 关系 编制 的 定额 。 为 了 适应 组 
织 生产 和 管理 的 需要 ， 施 工 定额 的 项 目 划 分 很 细 , 是 工程 定额 中 分 项 最 细 、 定 额 子 目 最 多 
的 一 种 定额 ， 也 是 工程 定额 中 的 基础 性 定额 。 

(2) 预算 定额 。 预 算 定额 在 正常 的 施工 条 件 下 ， 完 成 一 定 计量 单位 合格 分 项 工程 和 结 
构 构 件 所 需 消耗 的 人 工 、 材 料 、 施 下 机 械 台 班 数量 及 其 费用 标准 。 预 算 定额 是 一 种 计价 性 
定额 。 从 编制 程序 上 看 ， 预 算 定额 是 以 施工 定额 为 基础 综合 扩大 编制 的 ， 同 时 它 也 是 编制 
概算 定额 的 基础 。 

(3) 概算 定额 。 概 算 定额 是 完成 单位 合格 扩大 分 项 工程 或 扩大 结构 构件 所 需 消耗 的 人 
工 、 材 料 和 施工 机 械 台 班 的 数量 及 其 费用 标准 六 是 二 种 计价 性 定额 。 概 算 定 额 是 编制 扩大 
初步 设计 概算 、 确 定 建设 项 目 投资 额 的 依据 : -概算 定额 的 项 目 划分 粗细 ， 与 扩大 初步 设计 
的 深度 相 适 应 二 般 是 在 预算 定额 的 基础 上 综合 扩大 而 成 的 ， 每 一 综合 分 项 概算 定额 都 包 
含 了 数 项 预算 定额 。 

(4) 概算 指标 。 概 算 指 标 是 以 单位 工程 为 对 象 ， 反 映 完成 一 个 规定 计量 单位 建筑 安装 
产品 的 经 济 消耗 指标 。 概 算 指标 是 概算 定额 的 扩大 与 合并 ， 以 更 为 扩大 的 计量 单位 来 编制 
的 。 概 算 指 标的 内 容 包括 人 工 、 机 械 台 班 、 材 料 定额 三 个 基本 部 分 ， 同 时 还 列 出 了 各 结构 
分 部 的 工程 量 及 单位 建筑 工程 (以 体积 计 或 面积 计 ) 的 造价 ， 是 一 种 计价 定额 。 

(5) 投资 估算 指标 。 投 资 估算 指标 是 以 建设 项 目 、 单 项 工程 、 单 位 工程 为 对 象 ， 反 映 
建设 总 投资 及 其 各 项 费用 构成 的 经 济 指标 。 它 是 在 项 目 建议 书 和 可 行 性 研究 阶段 编制 投资 
估算 、 计 算 投资 需要 量 时 使 用 的 一 种 定额 。 它 的 概略 程度 与 可 行 性 研究 阶段 相 适应 。 投 资 
估算 指标 往往 根据 历史 的 预 、 决 算 资料 和 价格 变动 等 资料 编制 ， 但 其 编制 基础 仍然 离 不 开 
预算 定额 、 概 算 定额 。 

上 述 各 种 定额 的 相互 联系 可 参见 表 2 一 2。 

3. 按照 专业 划分 

由 于 工程 建设 涉及 众多 专业 ， 不 同 的 专业 所 含 的 内 容 也 不 同 ， 因 此 就 确定 人 工 、 材 料 
和 机 械 台 班 消耗 数量 标准 的 工程 定额 来 说 ， 也 需 按 不 同 的 专业 分 别 进行 编制 和 执行 。 
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表 2-2 各 种 计价 定额 间 关系 的 比较 


























名 称 | ”施工 定额 预算 定额 概算 定额 ”| 概算 指标 | 投资 估算 指标 
建设 项 目 
施工 过 程 或 “| 。 分 项 工程 和 | 扩大 的 分 项 工程 或 | 
对 象 基本 工序 结构 构件 扩大 的 结构 构件 | 单位 工程 | 。 单项 工程 
单位 工程 
- i 本 编制 扩大 初 | 编制 初步 | 。 
用 途 。 | 编制 施工 对 算 | 编制 施工 图 预算 | 。 帝 和 全 入 。 | 编 负 条 各 | 编制 投 资信 算 
项 目 划分 最 细 细 较 粗 粗 很 
定额 水 平 | 平均 先进 平均 
定额 性 质 | 生产 性 定额 计价 性 定额 








(1) 建筑 工程 定额 按 专业 对 象 分 为 建筑 及 装饰 工程 定额 ”房屋 修缮 工程 定额 、 市 政工 
程 定额 、 铁 路 工程 定额 、 公 路 工程 定额 、 矿 山 井 埠 工程 定额 等 。 

(2) 安装 工程 定额 按 专业 对 象 分 为 电气 设备 安装 工程 定额 、 机 械 设 备 安装 工程 定额 、 
热力 设备 安装 工程 定额 、 通 信 设 备 安装 工程 定额 、 化 学 工业 设备 安装 工程 定额 、 工 业 管 道 
安装 工程 定额 、 工 艺 金属 结构 安装 工程 定额 等 。 

4. 按 主 编 单位 和 管理 权限 分 类 

工程 定额 可 以 分 为 全 国 统一 定额 、 行 业 统一 定额 、 地 区 统一 定额 、 企 业 定额 、 补 充 定 
额 五 种 。 

(1) 全 国 统一 定额 是 由 国家 建设 行政 主管 部 门 综合 全 国 工程 建设 中 技术 和 施工 组 织 管 
理 的 情况 编制 ， 并 在 全 国 范围 内 适用 的 定额 。 
(2) 行业 统一 定额 是 考虑 到 各 行业 部 门 专业 工程 技术 特点 ， 以 及 施工 生产 和 管理 水 平 
编制 的 。 一 般 是 只 在 本 行业 和 相同 专业 性 质 的 范围 内 使 用 。 
(3) 地 区 统一 定额 包括 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 定额 。 地 区 统一 定额 主要 是 考虑 地 区 性 特 
点 和 全 国 统一 定额 水 平 作 适当 调整 和 补充 编制 的 。 
(4) 企业 定额 是 施工 单位 根据 本 企业 的 施工 技术 、 机 械 装备 和 管理 水 平 编制 的 人 工 、 
施工 机 械 台 班 和 材料 等 的 消耗 标准 。 企 业 定额 在 企业 内 部 使 用 ， 是 企业 综合 素质 的 一 个 标 
志 。 企 业 定 额 水 平一 般 应 高 于 国家 现行 定额 ， 才 能 满足 生产 技术 发 展 、 企 业 管理 和 市 场 芝 
争 的 需要 。 在 工程 量 清单 计价 方式 下 ， 企业 定额 作为 施工 企业 进行 建设 工程 投标 报价 的 计 
价 依据 ， 正 发 挥 着 越 来 越 大 的 作用 。 

(5) 补充 定额 是 指 随 着 设计 、 施 工 技术 的 发 展 ， 现 行 定额 不 能 满足 需要 的 情况 下 ， 为 了 补 
充 缺 陷 所 编制 的 定额 。 补 充 定额 只 能 在 指定 的 范围 内 使 用 ， 可 以 作为 以 后 修订 定额 的 基础 。 

上 述 各 种 定额 虽然 适用 于 不 同 的 情况 和 用 途 ， 但 是 它们 是 一 个 互相 联系 的 、 有 机 的 整 
体 ， 在 实际 工作 中 配合 使 用 。 
DL 

在 清单 计价 模式 下 ， 企 业 需 要 建立 自己 的 企业 定额 ， 企 业 定额 水 平一 般 应 高 于 国家 现 
行 定额 ， 这 样 才能 满足 市 场 竞争 的 需要 。 
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定额 计价 ”模式 是 我 国 传统 的 计价 模式 ， 在 整个 计价 过 程 中 ， 计 价 依据 是 固定 的 ， 








法 定 的 “定额 ”指令 性 过 强 ， 不 利于 竞争 机 制 的 发 挥 ， 而 工程 量 清单 计价 是 我 国 改革 现行 
的 工程 造价 计价 方法 和 招标 投标 中 报价 方法 与 国际 通行 惯例 接轨 所 采取 的 计价 模式 ， 与 定 
额 计价 模式 截然 不 同 。 





我 国 现 阶段 是 定额 计价 模式 向 清单 计价 模式 转变 的 一 个 过 渡 时 期 ， 两 种 计价 模式 





结 我 国 实施 工程 量 清单 计价 以 来 的 实践 经 验 和 最 新 理论 研究 成 果 ， 满 足 市 
场 要 求 ， 结 合 建设 工程 行业 特点 ， 在 新 时 期 统一 建设 工程 工程 量 清单 的 编制 和 计价 行为 
实现 “政府 宏观 调控 、 部 门 动态 监管 、 企 业 自 主 报价 、 市 场 形 成 价格 ”的 宏伟 日 标 ， 住 房 
和 城乡 建设 部 及 时 对 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2008) 进 行 全 方位 修 
改 、 补 充 和 完善 。 修 订 后 的 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 于 2013 年 
7 月 1 日 起 实施 。 

工程 量 清单 计价 与 计量 规范 由 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013)、 
《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计 算 规 范 》(GB 50854 一 2013) 《仿古 建筑 工程 工程 量 计算 规 
范 》(GB 50855 一 2013)、《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规范 从 (GB 50856 一 2013)、《 市 政工 
程 工 程 量 计算 规范 》(GB 50857 一 2013)、《 园 林 绿 化 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50858 一 
2013)、《 矿 山 工程 工程 量 计 算 规 范 》(GB 50859 二 2013)、《 构 筑 物 工程 工程 量 计算 规范 》 
(GB 50860 一 2013) ~《 城 市 轨道 交通 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50861 一 2013)、《 爆 破 工 
程 工程 量 计算 规范 》(GB 50862 一 2013) 组 成 。 


2. 2.1 工程 量 清单 的 概念 


工程 量 清单 是 载 明 建设 工程 分 部 分 项 工程 项 目 、 措 施 项 目 、 其 他 项 目的 名 称 和 相应 数 
量 ， 以 及 规 费 、 税 金 项 目 等 内 容 的 明细 清单 。 其 中 由 招标 人 依据 国家 标准 、 招 标 文 件 、 设 
计 文 件 以 及 施工 现场 实际 情况 编制 的 ， 随 招标 文件 发 布 供 投标 人 投标 报价 的 工程 量 清单 ， 
包括 其 说 明和 表格 称 为 招标 工程 量 清 单 。 而 构成 合同 文件 组 成 部 分 的 投标 文件 中 已 标明 价 
格 ， 经 算术 性 错误 修正 (如 有 ) 且 承包 人 已 确认 的 工程 量 清单 ， 包括 其 说 明和 表格 称 为 已 标 
价 工程 量 清单 。 

招标 工程 量 清单 应 由 具有 编制 能 力 的 招标 人 或 受 其 委托 ， 具 有 相应 资质 的 工程 造价 咨 
询 人 编制 。 采 用 工程 量 清单 方式 招标 ， 招 标 工程 量 清单 必须 作为 招标 文件 的 组 成 部 分 ， 其 
准确 性 和 完整 性 应 由 招标 人 负责 。 招 标 工程 量 清单 是 工程 量 清单 计价 的 基础 ， 应 作为 编制 
招标 控制 价 、 投 标 报价 、 计 算 或 调整 工程 量 、 索 赔 等 的 依据 之 一 。 招 标 工程 量 清单 应 以 单 
位 (项 ) 工 程 为 单位 编制 ， 应 由 分 部 分 项 工程 项 目 清 单 、 措 施 项 目 清单 、 其 他 项 目 清单 、 规 
费 和 税金 项 目 清单 组 成 。 

工程 量 清单 计价 是 指 建设 工程 招标 投标 中 ， 招 标 人 按照 国家 统一 的 《建设 工程 工程 量 
清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) ， 提 供 工 程 数量 清单 ， 由 投标 人 依据 工程 量 清 单 计 算 所 


NNNNNNNS 
















































































工程 造价 扩 抽 。。 NN 


ee。 。。EE 到 殉 〗 








需 的 全 部 费用 ,包括 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 、 规 费 和 税金 ， 自 主 报 
价 ， 并 按照 经 评审 合理 低 价 中 标的 工程 造价 计价 模式 。 简 言 之 ， 工 程 量 清单 计价 法 是 建设 
工程 在 招标 投标 中 ， 招 标 人 (或 委托 具有 相应 资质 的 工程 造价 咨询 人 ) 编 制 反 映 工程 实体 消 
耗 和 措施 消耗 的 工程 量 清单 ， 作 为 招标 文件 的 一 部 分 提供 给 投标 人 ， 由 投标 人 依据 工程 量 
清单 自主 报价 的 计价 方式 。 
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招标 工程 量 清单 应 由 具有 编制 能 力 的 招标 人 或 受 其 委托 ， 具 有 相应 资质 的 工程 造价 咨 
询 人 编制 。 














2. 2. 2 工程 量 清单 计价 的 作用 


1. 满足 与 国际 通行 惯例 接轨 的 需要 

实行 工程 量 清单 计价 ， 是 适应 我 国 加 入 世界 贸易 组 织 (WTO)， 融入 世界 大 市 场 的 需 
要 。 随 着 我 国 改革 开放 的 进一步 加 快 ， 我 国 经 济 日 益 融 入 全 球 市 场 ， 特 别 是 我 国 加 入 世界 
贸易 组 织 (WTO) 后 ， 建 设 市 场 进一步 对 外 开放 。 国外 的 企业 以 及 投资 的 项 目 越 来 越 多 地 
进入 国内 市 场 ， 我 国企 业 走出 国门 在 国外 投资 和 经 营 的 项 目 也 在 增加 。 为 了 适应 这 种 对 外 
开放 建设 市 场 的 形势 ， 就 必须 与 国际 通行 的 计价 方法 相 适 应 。 为 建设 市 场 主体 创造 一 个 与 
国际 惯例 接轨 的 市 场 竞争 环境 。 


OPO 


工程 量 清单 计价 是 国际 社会 通行 的 计价 做 法 。 
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2. 提供 一 个 平等 的 竞争 条 件 

采用 施工 图 预算 来 投标 报价 ， 由 于 设计 图 纸 的 缺陷 ， 不 同 施工 企业 的 人 员 理 解 不 一 ， 
计算 出 的 工程 量 也 不 同 ， 报 价 就 更 相去 甚 远 ， 也 容易 产生 纠纷 。 而 工程 量 清单 报价 就 为 投 
标 者 提供 了 一 个 平等 竞争 的 条 件 ， 相 同 的 工程 量 ， 由 企业 根据 自身 的 实力 来 填 不 同 的 单 
价 。 投 标 人 的 这 种 自主 报价 ， 使 得 企业 的 优势 体现 到 投标 报价 中 ， 可 在 一 定 程度 上 规范 建 
筑 市 场 秩 序 ， 确 保 工程 质量 。 
0@ 

在 招 投标 过 程 中 ， 工 程 量 清单 是 公开 的 ， 避 免 了 工程 招标 中 和 弄虚作假、 暗箱 操作 等 不 
规范 行为 的 发 生 。 
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3. 满足 市 场 经 济 条 件 下 竞争 的 需要 

招 投标 过 程 就 是 竞争 的 过 程 ， 招 标 人 提供 工程 量 清单 ， 投 标 人 根据 自身 情况 确定 综合 
单价 ， 利 用 单价 与 工程 量 逐 项 计算 每 个 项 目的 合 价 ， 再 分 别 填 人 工程 量 清单 表 内 ， 计 算出 
投标 总 价 。 单 价 成 了 决定 性 的 因素 ， 定 高 了 不 能 中 标 ， 定 低 了 又 要 承担 过 大 的 风险 。 单 价 
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的 高 低 直接 取决 于 企业 管理 水 平和 技术 水 平 的 高 低 ， 这 种 局 面 促成 了 企业 整体 实力 的 竞 
争 ， 有 利于 我 国 建设 市 场 的 快速 发 展 。 

4. 有 利于 提高 工程 计价 效率 ， 能 真正 实现 快速 报价 

采用 工程 量 清单 计价 方式 ， 避 免 了 传统 计价 方式 下 招标 人 与 投标 人 在 工程 量 计 算 上 的 
重复 工作 ,各 投标 人 以 招标 人 提供 的 工程 量 清单 为 统一 平台 ,结合 自身 的 管理 水 平和 施工 
方案 进行 报价 ,促进 了 各 投标 人 企业 定额 的 完善 和 工程 造价 信息 的 积累 和 整理 ,体现 了 现 
代 工 程 建设 中 快速 报价 的 要 求 。 

5. 有 利于 工程 款 的 拨付 和 工程 造价 的 最 终结 算 

中 标 后 ， 业 主要 与 中 标 单位 签订 施工 合同 ， 中 标价 就 是 确定 合同 价 的 基础 ， 投 标清 单 
上 的 单价 就 成 了 拨付 工程 款 的 依据 。 业 主根 据 施工 企业 完成 的 工程 量 ， 可 以 很 容易 地 确定 
进度 款 的 拨付 额 。 工 程 竣 工 后 ， 根 据 设 计 变更 、 工 程 量 增 减 等 ， 业 主 也 很 容易 确定 工程 的 
最 终 造 价 ， 可 在 某 种 程度 上 减少 业主 与 施工 单位 之 间 的 纠纷 。 

6. 有 利于 业主 对 投资 的 控制 

采用 现在 的 施工 图 预算 形式 ,业主 对 因 设 计 变 更 、 工 程 量 的 增 减 所 引起 的 工程 造价 变 
化 不 敏感 ， 往 往 等 到 竣工 结算 时 才 知 道 这 些 变更 对 项 目 投资 的 影响 有 多 大 ， 但 此 时 常常 为 
时 已 晚 。 而 采用 工程 量 清单 报价 的 方式 则 可 对 投资 变化 一 目 了 然 ， 在 要 进行 设计 变更 时 ， 
能 立即 知道 它 对 工程 造价 的 影响 ` 池 主 就 能 根据 投资 情况 来 决定 是 否 变更 或 进行 方案 比 
较 ， 以 决定 最 恰当 的 处 理 方法 。 


2.2.3 工程 量 清单 的 内 容 


工程 量 清单 最 基本 的 功能 是 作为 信息 的 载体 ， 以 便 投标 人 能 对 工程 有 全 面 充分 的 了 
解 。 从 这 个 意义 止 讲 ， 工 程 量 清单 的 内 容 应 全 面 、 准 确 。 工 程 量 清单 主要 包括 工程 量 清单 
说 明和 工程 量 清单 表 两 部 分 。 

(1) 工程 量 清单 说 明 。 工 程 量 清单 说 明 主要 是 介绍 拟 招标 工程 的 工程 量 清单 的 编制 依 
据 以 及 重要 作用 ， 明 确 清单 中 的 工程 量 是 招标 人 估算 得 出 的 ， 仅 仅 作为 投标 报价 的 基础 ， 
结算 时 的 工程 量 应 以 招标 人 或 由 其 授权 委托 的 造价 工程 师 核准 的 实际 完成 量 为 依据 ， 提 示 
投标 申请 人 重视 清单 ， 以 及 如 何 使 用 清单 。 

(2) 工程 量 清单 表 。 工 程 量 清单 表 作为 清单 项 目 和 工程 数量 的 载体 ， 是 工程 量 清单 的 
重要 组 成 部 分 。 它 为 投标 报价 提供 一 个 合适 的 计价 平台 ,对 于 招标 人 来 讲 ， 工 程 量 清单 表 
是 进行 投资 控制 的 前 提 和 基础 。 工 程 量 清单 表 编制 的 质量 直接 关系 和 影响 到 工程 建设 的 最 
终结 果 ， 而 投标 人 可 以 根据 表格 之 间 的 逻辑 关系 和 从 属 关系 ， 在 其 指导 下 完成 分 部 组 合计 
价 的 过 程 。 工 程 量 清单 表 由 分 部 分 项 工程 量 清单 、 措 施 项 目 清单 、 其 他 项 目 清单 ， 以 及 规 
费 和 税金 项 目 清单 组 成 。 

On@ee® 

工程 量 清单 格式 应 由 封面 、 麻 页 、 总 说 明 、 分 部 分 项 工程 量 清单 、 措 施 项 目 清单 、 其 
他 项 目 清单 以 及 规 费 和 税金 项 目 清单 组 成 。 


He 
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1. 招标 工程 量 清单 封面 
招标 人 自行 编制 招标 工程 量 清单 封面 如 图 2. 1 所 示 。 





工程 

招标 工程 量 清单 
招 标 人 : (单位 盖 章 ) 
Xx 年 X 月 xX 日 
招标 人 委托 工程 造价 咨询 人 编制 招标 工程 量 清单 封面 

工程 
招标 工程 量 清单 - 
招 标 人 : 人 单位 盖 章 ) 
造价 咨询 人 : 。 “(单位 资质 专用 章 ) 
xx 年 x 月 Xx 日 NE 


图 2. 1 招标 工程 量 清单 封面 


2. 招标 工程 量 清单 详 页 
招标 人 自行 编制 招标 工程 量 清单 谋 页 如 图 2. 2 所 示 。 








二 -ev -工程 
招标 工程 量 清单 
招 标 人 ; (单位 盖 章 ) 
法 定 代 表 人 
或 其 授权 人 : (签字 或 盖 章 ) 
编制 人 : (造价 人 员 签字 盖 专用 章 ) 。 复核 人 : (造价 工程 师 签 字 盖 专用 章 ) 
编制 时 间 : XX 年 Xx 月 x 日 复核 时 间 : XX 年 X 月 XxX 日 
招标 人 委托 工程 造价 咨询 人 编制 招标 工程 量 清单 诬 页 
二 -和 
招标 工程 量 清单 
招标 人 : (单位 盖 童 ) 造价 咨询 人 (单位 资质 专用 章 ) 
法 定 代 表 人 法 定 代表 人 
或 其 授权 人 : (签字 或 盖 章 ) 或 其 授权 人 : (签字 或 盖 章 ) 
编制 人 : _ (造价 人 员 签 字 盖 专用 章 ) 。 复核 人 : (造价 工程 师 签字 六 专用 章 ) 
编制 时 间 : Xx 年 X 月 X 日 复核 时 间 : XX 年 Xx 月 X 日 


图 2.2 ”招标 工程 量 清单 靡 页 


建设 工程 造价 确定 的 依据 RR 





3. 总 说 明 

总 说 明 填 写 内 容 如 下 。 

(1) 工程 概况 : 建设 地 址 、 建 设 规 模 、 工 程 特征 、 交 通 状况 、 环 保 要求 等 。 
(2) 工程 发 包 、 分 包 范 围 。 

(3) 工程 量 清单 编制 依据 : 如 采用 的 标准 、 施 工 图 纸 、 标 准 图 集 等 。 

(4) 使 用 材料 设备 、 施 工 的 特殊 要 求 等 。 

(5) 其 他 需要 说 明 的 问题 。 


OR OR 


填 表 须知 如 下 。 

(1) 工程 量 清单 及 其 计价 格式 中 所 有 要 求 签 字 、 Ee 由 规定 的 单位 和 人 
员 签 字 、 盖 章 。 
(2) 工程 量 清单 及 其 计价 格式 中 的 任何 内 容 不 得 随 动 计 训 涂改 。 
En 
填报 的 单价 和 合 价 视 为 此 项 费用 已 包括 在 工程 RN 他 单价 和 合 价 中 。 























本 页 小 计 
合计 














5. 总 价 措 施 项 目 清单 

总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 如 表 2-4 所 示 。 
6. 其 他 项 目 清单 

其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 如 表 2- 5 所 示 。 
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表 2-4 总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 


















[ 程 名 称 ， 标 自 ; 第 页 共 页 
序号 | 项 目 编码 项 目 名 称 计算 基础 人 金额 /元 2 后 | 备注 
安全 文明 施工 费 
夜间 施工 增加 费 
二 次 搬运 旨 
冬 两 季 施工 增加 费 





已 完工 程 及 设备 保护 费 
































表 2-5 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 
工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 








1 暂 列 金额 





2 暂 估价 

1 材料 (工程 设备 ) 暂 估价 
2.2 专业 工程 暂 估 价 

3 计 日 工 

4 总 承包 服务 费 



































合计 





7. 规 费 和 税金 项 目 清单 
规 费 和 税金 项 目 清单 如 表 2- 6 所 示 。 
表 2-6 规 费 和 税金 项 目 清单 








工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
序号 项 目 名 称 计算 基础 计算 基数 | 计算 费 率 /(%)| 金额 /元 
1 规 费 定额 人 工 费 





本 社会 保险 费 “| 定额 人 工 费 
(1) 养老 保险 费 ”| 定额 人 工 费 
(2) 失业 保险 费 ”| 定额 人 工 费 
(3) 医疗 保险 费 ”| 定额 人 工 费 
(4) 工伤 保险 费 ”| 定额 人 工 费 
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序号 项 目 名 称 计算 基础 计算 基数 ”| 计算 费 率 /(%)| 金额 /元 
(5) 生育 保险 费 “| 定额 人 工 费 
1.2 住房 公积金 “| 定额 人 工 费 
i 工程 排污 费 se 

分 部 分 项 工程 费 十 措施 项 目 费 十 
2 税金 其 他 项 目 费 十 规 费 一 按 规定 不 计 

税 的 工程 设备 金额 

合计 











2. 2. 4 工程 量 清单 的 编制 | 


招标 工程 量 清单 应 由 具有 编制 能 力 的 招标 人 或 受 其 委托 ， 具 有 相应 资质 的 工程 造价 咨 
询 人 编制 。 招 标 工程 量 清单 作为 招标 文件 的 组 成 部 分 ， 应 以 单位 (项 ) 工 程 为 单位 编制 ， 应 
由 分 部 分 项 工程 项 目 清单 、 措 施 项 目 清单 、 其 他 项 目 清单 、 规 费 和 税金 项 目 清单 组 成 。 

1. 分 部 分 项 工程 量 清单 

分 部 分 项 工程 量 清单 为 不 可 调整 的 闭口 清单 ， 投 标 人 对 招标 文件 提供 的 分 部 分 项 工程 
量 清单 不 可 随便 做 任何 更 改 , 分 部 分 项 工程 量 清单 应 包括 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特 
征 、 计 量 单位 和 工程 量 五 个 要 件 。 


1) 项 


目 编码 


分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 编码 以 5 级 编码 设置 , 用 12 位 阿拉 伯 数 字 表 示 。 一、 二 、 
三 、 四 级 编码 为 全 国 统一 码 ， 第 五 级 编码 由 工程 量 清单 编制 人 区 分 工程 的 清单 项 目 特征 而 


分 别 编制 。 各 级 编码 代表 的 含义 如 下 。 





(1) 第 一 级 表示 专业 工程 代码 (分 两 位 )。01 一 一 房屋 建筑 与 装饰 工程 :02 一 一 仿古 建 


筑 工程 ，03 一 一 通用 安装 工程 ，04 一 一 市 政工 程 ，05 
构筑 物 工程 ; 08 





程 ; 07 



































(2) 第 二 级 表示 专业 工程 附录 分 类 顺序 码 (分 两 位 ) 。 

(3) 第 三 级 表示 分 部 工程 顺序 码 (分 两 位 ) 。 

(4) 第 四 级 表示 分 项 工程 项 目 名 称 顺序 码 (分 三 位 ) 。 

(5) 第 五 级 表示 清单 项 目 名 称 顺序 码 (分 三 位 ) 。 

当 同 一 标 段 (或 合同 段 ) 的 一 份 工程 量 清单 中 含有 多 个 单位 (项 ) 





单位 (项 ) 了 
置 不 得 有 和 
例如 ， 


外 码 的 规定 。 








园林 绿化 工程 :06 一 一 矿山 工 
城市 轨道 交通 工程 ; 09 一 一 爆破 工程 。 








程 且 


程 量 清单 是 以 





[ 程 为 编制 对 象 时 ， 在 编制 工程 量 清单 时 应 特别 注意 对 项 目 编码 -| 





上 至 十 二 位 的 设 





一 个 标 段 (或 合同 段 ) 的 工程 量 清单 中 含有 三 个 单位 工程 ， 每 一 单位 工程 中 都 有 





项 目 特征 相同 的 实心 砖 墙 砌 体 ， 在 工程 量 清单 中 又 需 反 映 三 个 不 同 单位 工程 的 实心 砖 墙 砌 
体 工 程 量 时 ， 则 第 一 个 单位 工程 的 实心 砖 墙 的 项 目 编码 应 为 010401003001， 第 二 个 单位 工 
程 的 实心 砖 墙 的 项 目 编码 应 为 010401003002， 第 三 个 单位 工程 的 实心 砖 墙 的 项 目 编码 应 为 
010401003003， 并 分 别 列 出 各 单位 工程 实心 砖 墙 的 工程 量 。 
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2) 项 目 名 称 

项 目 名 称 应 按 相关 工程 国家 计量 规范 规定 ， 根 据 拟 建 工程 实际 确定 。 

在 “项 目 名 称 ” 填 写 中 存在 两 种 情况 ， 一 是 完全 按照 规范 的 项 目 名 称 不 变 ， 二 是 根据 工 
程 实际 在 计价 规范 项 目 名 称 下 另 定 详细 名 称 。 这 两 种 方式 均 可 ， 主 要 应 针对 有 具体 项 目 而 定 。 

例如 ， 规 范 中 有 的 项 目 名 称 包含 范围 很 小 ,直接 使 用 并 无 不 妥 ， 此 时 可 直接 使 用 ， 如 
010102002 挖 沟 槽 土方 ， 有 的 项 目 名 称 包含 范围 较 大 ， 这 时 采 具体 的 名 称 则 较为 恰当 ， 
如 011407001 墙 面 喷 刷 涂料 ， 可 采用 011407001001 外 墙 乳胶 漆 、011407001002 内 墙 乳胶 
漆 较 为 直观 。 

3) 项 目 特征 

项 目 特 征 是 对 项 目的 准确 描述 ， 是 影响 价格 的 因素 和 设置 具体 清单 项 目的 依据 。 项 目 
特征 按 不 同 的 工程 部 位 ， 施 工 工艺 或 材料 品种 、 规 格 等 分 别 列 项 ,“ 几 项 目 特 征 中 未 描述 到 
的 独 有 特征 ， 由 清单 编制 人 视 项 日 具体 情况 确定 ， 以 准确 描述 清单 项 日 为 准 。 

(1) 必须 描述 的 内 容 包括 以 下 几 项 。 

@ 涉及 正确 计量 的 内 容 。 如 门窗 洞口 尺寸 或 框 外 围 尺 寸 ， 新 规范 虽然 增加 了 按 “m” 
计量 ， 如 采用 “楼 ”计量 ， 上 述 描述 仍 是 必需 的 : 

@ 涉及 结构 要 求 的 内 容 。 如 混凝土 构件 的 混凝土 强度 等 级 ， 是 使 用 C20 还 是 C30 或 
C40 等 ， 因 混凝土 强度 等 级 不 同 ， 其 价值 也 不 同 ， 必 须 描 述 。 

@ 涉及 材质 要 求 的 内 容 。 如 油漆 的 品种 ， 是 调和 漆 、 ee 管材 的 材质 ， 
是 碳 钢 管 、 还 是 塑料 管 、 不 锈 钢管 等 ; 还 需要 对 管材 的 规格 、 型 号 进行 描述 。 

@ 涉及 安装 方式 的 内 容 。 如 管道 工程 中 的 钢管 a :螺纹 连接 还 是 焊接 ， 塑 
料 管 是 粘 接连 接 还 是 热 熔 连接 等 ， 就 必须 描述 : 

(2) 可 不 详细 描述 的 内 容 包 括 以 下 儿 项 。 

@ 无 法 准确 描述 的 。 如 土壤 类 别 ， 由 于 我 国 幅员 辽阔 ， 地 域 差 异 较 大 ， 特 别 是 对 于 
南方 来 说 ， 在 同一 地 点 ， 由 于 表层 土 与 表层 土 以 下 的 土壤 ， 其 类 别 是 不 相同 的 ， 要 求 清 单 
编制 人 准确 判定 某 类 土壤 在 石 方 中 所 占 比 例 是 困难 的 。 在 这 种 情况 下 ， 可 考虑 将 土壤 类 别 
描述 为 综合 ， 但 应 注 明 由 投标 人 根据 地 勘 资 料 自行 确定 土壤 类 别 ， 决 定 报价 。 

@ 施工 图 纸 、 标 准 图 集 标注 明确 的 。 对 这 些 项 目 可 描述 为 见 X Xx 图 集 X X 页 号 及 节 
点 大 样 等 。 由 于 施工 图 纸 和 标准 图 集 是 发 、 承 包 双 方 都 应 遵守 的 技术 文件 ， 这 样 描述 可 以 
有 效 减 少 在 施工 过 程 中 对 项 目 理解 的 不 一 致 。 同 时 ， 对 不 少 工程 项 目 。 真 要 将 项 目 特征 一 
一 描述 清楚 ， 也 是 一 件 费力 的 事情 ， 如 果 能 采用 这 一 方法 描述 ， 就 可 以 起 到 事半功倍 的 效 
果 。 因 此 ， 建 议 这 一 方法 在 项 目 特征 描述 中 尽 可 能 采用 。 

@ 有 一 些 项 目 虽 然 可 不 详细 描述 ， 但 清单 编制 人 在 项 目 特 征 描述 中 应 注 明 由 投标 人 
自 定 ， 如 土方 工程 中 的 “ 取 土 运 距 ”"、“ 弃 土 运 距 ” 等 。 首 先 要 清单 编制 人 决定 在 多 远 取 土 
或 取 、 弃 土 运往 多 远 是 困难 的 ; 其 次 ， 由 投标 人 根据 在 建 工程 施工 情况 统筹 安排 ， 自 主 决 
定 取 、 弃 土方 的 运 距 可 以 充分 体现 竞争 的 要 求 。 

@ 一 些 地 方 以 项 目 特征 见 X XX 定额 的 表述 也 是 值得 考虑 的 。“08 规范 ”实施 以 来 ， 对 
项 目 特 征 的 描述 已 引起 了 广泛 的 注意 ,各 地 区 、 各 专业 也 总 结 了 一 些 好 的 做 法 。 由 于 现行 
定额 经 过 几 十 年 的 贯彻 实施 ， 每 个 定额 项 目 实 质 上 都 是 一 定 项 目 特征 下 的 消耗 量 标准 及 其 
价值 表示 ， 因 此 ， 如 清单 项 目的 项 目 特征 与 现行 定额 某 些 项 目的 规定 是 一 致 的 ， 也 可 采用 
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见 XX 定 额 项 目的 方式 予以 表述 。 

(3) 特征 描述 的 方式 包括 以 下 两 种 。 

特征 描述 的 方式 大 致 可 划分 为 “问答 式 ” 与 “简化 式 ” 两 种 。 

@ 问答 式 主要 是 工程 量 清单 编写 者 直接 采用 工程 计价 软件 上 提供 的 规范 ， 在 要 求 描 
述 的 项 目 特征 上 采用 答题 的 方式 进行 描述 。 这 种 方式 的 优点 是 全 面 、 详 细 ， 缺 点 是 显得 哆 
嗪 ， 打 印 用 纸 较 多 。 

@ 简化 式 则 与 问答 式 相反 ， 对 需要 描述 的 项 目 特征 内 容 根据 当地 的 用 语 习惯 ， 采 
口语 化 的 方式 直接 表述 ， 省 略 了 规范 上 的 描述 要 求 ， 简 洁 明了 ， 打 印 用 纸 较 少 。 

4) 计量 单位 
采用 相应 规范 的 附录 中 规定 的 计量 单位 ， 《建筑 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 
50500 一 2013) 中 计量 单位 均 为 基本 计量 单位 , 不 得 使 用 扩大 单位 (如 10m、100m、 
1 000ms ) 。 

计量 单位 应 按 相 关 工 程 国家 计量 规范 的 规定 填写 。 

有 的 项 目 规范 中 有 两 个 或 两 个 以 上 计量 单位 的 ， 应 按照 最 适宜 计量 的 方式 选择 其 中 一 
个 填写 。 

例如 门窗 工程 ， 规 范 以 mr 和 楼 两 个 计量 单位 表示 ， 此 时 就 应 根据 工程 项 目 特点 ， 选 
择 其 中 一 个 即 可 。 

工程 计量 时 每 一 项 目 汇 总 的 有 效 位 数 应 遵守 下 列 规定 。 

(1) 以 “t ”为 单位 ， 应 保留 小 数 点 后 三 位 数字 ， 第 四 位 小 数 四 舍 五 人 。 

(2) 以 “m 、 mm 、ms kg ”为 单位 ， 应 保留 小 数 点 后 两 位 数字 ， 第 三 位 小 数 四 售 五 人 。 

(3) 以 “个 、 件 、 根 组、 系统” 为 单位 ， 应 取 整 数 。 

5) 工程 量 

工程 量 应 按 国家 相关 工程 计量 规范 规定 的 工程 量 计 算 规则 计算 。 

6) 分 部 分 项 开 程 量 清单 的 编制 程序 

在 进行 分 部 分 项 工程 量 清单 编制 时 ， 其 编制 程序 如 图 2. 3 所 示 。 
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和 划 确 确 计 合 完 
3 分 定 定 算 综 成 
项 项 计 TT 合 清 | 
各 二 目 卢 才 日 请 省 是 各 TH 
x 名 纺 单 数 程 编 
ep 称 三 位 芝 内 制 | 

















2.3 分 部 分 项 工程 量 清单 的 编制 程序 


2. 措施 项 目 清 单 

措施 项 目 为 完成 工程 项 目 施 工 ， 发 生 于 该 工程 施工 准备 和 施工 过 程 中 的 技术 、 生 活 、 
安全 、 环 境 保护 等 方面 的 项 目 。 

措施 项 目 清单 是 表明 为 完成 分 项 实体 工程 而 必须 采取 的 一 些 措施 性 工作 的 清单 表 。 措 施 项 
目 清单 为 可 调整 清单 ， 投 标 人 对 招标 文件 中 所 列 项 目 可 根据 企业 自身 特点 作 适 当 的 变更 增 减 。 

(1) 措施 项 目 清单 必须 根据 现行 国家 相关 工程 计量 规范 的 规定 编制 。 
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工程 造价 控制 


| 


以 


(2) 措施 项 目 清单 应 根据 拟 建 工程 的 实际 情况 列 项 。 


(3) 措施 项 目 中 列 出 了 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 





计量 单位 、 工 程 量 计算 规则 





的 项 目 ,编制 工程 量 清单 时 ,应 按照 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 
50854 一 2013)4. 2 分 部 分 项 工程 的 规定 执行 。 

(4) 措施 项 目 仅 列 出 项 目 编码 、 项 目 名 称 ， 未 列 出 项 目 特征 、 计 量 单位 和 工程 量 计算 规则 
的 项 目 ， 编 制 工程 量 清单 时 ， 应 按 《 房 屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50854 一 2013) 


附录 S 措 施 项 目 规定 的 项 目 编码 、 





项 目 名 称 确定 。 


(5) 措施 项 目 应 根据 拟 建 工程 的 实际 情况 列 项 ， 若 出 现 本 规范 未 列 的 项 目 ， 可 根据 工 


程 实际 情况 补充 。 
措施 项 目 一 览 表 如 表 2- 7 所 示 。 


表 2-7 措施 项 目 一 览 表 






















































































序号 项 目 名 称 发 生 情况 说 明 

1.1 | 环境 保护 一 般 情 况 均 可 发 生 

1.2 | 文明 施工 一 般 情况 均 可 发 生 

1.3 | 安全 施工 一 般 情况 均 可 发 生 

1.4 | 临时 设施 一 般 情 况 均 可 发 生 

1.5 | 夜间 施工 夜间 施工 者 发 生 

1.6 | 二 次 搬运 场地 狭小 时 发 生 

1.7 | 大 型 机 械 进 出 场 及 安 振 抽 汪 所 局 才 ojnR 于 冯 并 他 逢 要 大 加 入 柜 放 开 的 

1.8 | 混凝土 及 钢筋 混凝土 模板 及 | 混凝土 及 钢 入 混凝土 ( 含 现 浇 、 现 场 预制 ) 及 其 他 需要 支 模 
支架 板 的 工程 发 生 

1.9 | 脚手架 除 个 别 王 程 外 ， 一 般 均 可 发 生 

1.10 | 已 完工 程 及 设备 保护 需要 进行 成 品 保护 的 项 目 发 生 

1.11 | 施工 排水 在 地 下 水 位 较 高 的 场地 上 施工 的 深 基础 发 生 

3. 其 他 项 目 清单 

其 他 项 目 清单 应 按照 下 列 内 容 列 项 。 

(1) 暂 列 金额 。 招 标 人 在 工程 量 清单 中 暂 定 并 包括 在 合同 价款 中 的 一 笔 款项 。 用 于 工 
程 合同 签订 时 尚未 确定 或 者 不 可 预见 的 所 需 材料 、 工 程 设 备 、 服 务 的 采购 ， 施 工 中 可 能 发 
生 的 工程 变更 、 合 同 约定 调整 因素 出 现时 的 合同 价款 调整 以 及 发 生 的 索赔 、 现 场 签证 等 确 
认 的 费用 。 

暂 列 金额 的 性 质 。 包 括 在 签约 合同 价 之 内 ， 但 并 不 直接 属 承包 人 所 有 ， 而 是 由 发 包 人 
暂 定 并 掌握 使 用 的 一 笔 款项 。 

(2) 暂 估 价 。 招 标 人 在 工程 量 清单 中 提供 的 用 于 支付 必然 发 生 但 暂时 不 能 确定 价格 的 
材料 、 工 程 设备 的 单价 以 及 专业 工程 的 金额 。 





暂 估 价 中 的 材料 、 工 程 设 备 暂 估 单 价 应 根据 工程 造价 信息 或 参照 市 场 价格 估算 ， 列 出 
明细 表 ; 专业 工程 暂 估 价 应 分 不 同 专业 ， 按 有 关 计 价 规定 估算 , 列 出 明细 表 。 





暂 估价 是 在 招标 阶段 预见 肯定 要 发 生 ， 只 是 
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为 标准 不 明确 或 者 需要 由 专业 承包 人 完 











成 ， 和 暂时 又 无 法 确定 具体 价格 时 采用 的 一 种 价格 形式 。 

(3) 计 日 工 。 在 施工 过 程 中 ， 承 包 人 完成 发 包 人 提出 的 工程 合同 范围 以 外 的 零星 项 目 
或 工作 ， 按 合同 中 约定 的 单价 计价 的 一 种 方式 。 

计 日 工 是 指 对 零星 项 目 或 工作 采取 的 一 种 计价 方式 ， 包 括 完成 该 项 作业 的 人 工 、 材 
料 、 施 工 机 械 台 班 。 计 日 工 的 单价 由 投标 人 通过 投标 报价 确定 ， 计 日 工 的 数量 按 完成 发 包 
人 发 出 的 计 日 工 指令 的 数量 确定 。 

(4) 总 承包 服务 费 。 总 承包 人 为 配合 协调 发 包 人 进行 的 专业 工程 发 包 ， 对 发 包 人 自行 采 
购 的 材料 、 工 程 设备 等 进行 保管 以 及 施工 现场 管理 、 竣 工资 料 汇总 整理 等 服务 所 需 的 费用 。 

总 承包 服务 费 的 性 质 是 在 工程 建设 的 施工 阶段 实行 施工 总 承包 时 ， 由 发 包 人 支付 给 总 
承包 人 的 一 笔 费用 。 承 包 人 进行 的 专业 分 包 或 劳务 分 包 不 在 此 列 。 
工程 建设 标准 的 高 低 、 工 程 的 复杂 程度 、 工 程 的 工期 长 短 、; 工 程 的 组 成 内 容 、 发 包 人 
对 工程 管理 要 求 等 都 直接 影响 其 他 项 目 清单 的 具体 内 容 ,《 建 设 工 程 工程 量 清单 计价 规范 》 
(GB 50500 一 2013) 仅 提供 4 项 作为 列 项 参考 。 其 不 足 部 分 、 机 根据 工程 的 具体 情况 进行 
补充 。 

4.。 规 费 项 目 清音 

规 费 项 目 清单 应 按照 下 列 内 容 列 项 。 

(1) 社会 保险 费 。 包 括 养老 保险 费 失业 保险 费 、 医 疗 保险 费 、 工 伤 保险 费 、 生 育 保 

































































险 

(2) 住房 公积金 。 

(3) 工程 排污 费 。 

5， 税金 项 目 清单 

金 项 目 清单 应 包括 下 列 内 容 。 

ed 

(2) 城市 维护 建设 税 。 

(3) 教育 费 附加 。 

(4) 地 方 教育 附加 。 


国人 OO"… OD 


《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 ) (GB 50500 一 2013) 中 最 能 体现 “竞争 性 ”的 内 容 是 
措施 项 目 , 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 ) (GB 50500 一 2013) 将 措施 项 目 报价 权 交 给 了 
企业 ， 是 为 了 留 给 企业 竞争 的 空间 ， 投标 人 要 想 提升 自己 的 竞争 能 力 ， 发 挥 出 自身 的 优 
Nee ered 代 化 让 鞋 闪光 和 % 


6. 工程 量 清单 计价 的 基本 方法 

工程 量 清单 计价 规定 了 从 招标 控制 价 编制 、 投 标 报价 编制 、 工 程 合同 价款 的 约定 、 工 
程 施工 过 程 中 工程 计量 与 合同 价款 的 支付 、 索 赔 与 现场 签证 、 合 同 价款 的 调整 、 竣 工 结算 
的 办 理 和 合同 价款 争议 的 解决 以 及 工程 造价 鉴定 等 的 全 部 内 容 ， 是 工程 建设 发 承包 以 及 施 
工 阶 段 的 全 过 程 造价 确定 与 控制 的 方法 。 
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采用 工程 量 清单 计价 ， 建 设 工程 发 承包 及 实施 阶段 的 工程 造价 由 分 部 分 项 工程 费 、 措 
施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 、 规 费 和 税金 组 成 。 
工程 量 清单 应 采用 综合 单价 计价 。 

招标 文件 中 的 工程 量 清单 标明 的 工程 量 是 投标 人 投标 报价 的 共同 基础 ， 竣 工 结算 的 
程 量 按 发 、 承 包 双 方 在 合同 中 约定 应 予 计量 且 实 际 完成 的 工程 量 确 定 。 

I[ 程 量 清单 计价 的 基本 过 程 可 以 描述 为 :在 统一 的 工程 量 清单 项 目 设置 的 基础 上 ， 制 
定 统一 的 工程 量 计算 规则 ， 根 据 具体 工程 的 施工 图 设计 资料 计算 出 各 个 清单 项 目的 工程 
量 ， 再 根据 各 种 渠道 获得 的 工程 造价 信息 和 经 验 数据 计算 得 到 工程 造价 。 其 编制 过 程 可 以 
分 为 工程 量 清单 的 编制 、 招 标 控制 价 的 编制 和 利用 工程 量 清单 投标 报价 两 个 阶段 ， 投 标 报 
价 是 在 业主 提供 的 清单 项 目 工程 量 和 清单 项 目 所 含 施工 过 程 的 基础 上 ， 根 据 企 业 自 身 所 掌 
握 的 各 种 信息 、 资 料 ， 结 合 企业 定额 编制 的 。 

(1) 分 部 分 项 工程 费 = >) 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 工程 量 关 清单 项 目 综合 单价 ， 其 
中 清单 项 目 综合 单价 是 由 完成 一 个 规定 清单 项 目 所 需 的 入 工 费 、 材 料 和 工程 设备 费 、 施 工 
机 具 使 用 费 和 企业 管理 费 、 利 润 以 及 一 定 范围 内 的 风险 费用 组 成 的 。 

(2) 措施 项 目 费 二 >) 措施 项 目 工程 量 X 措 施 项 目 综合 单价 措施 项 目 综合 单价 与 分 
部 分 项 工程 量 清单 项 目 综合 单价 的 组 成 相同 。 

措施 项 目 清 单 计 价 应 根据 拟 建 工程 的 施工 组 织 设计 ， 可 以 计算 工程 量 的 措施 项 目 ， 应 
按 分 部 分 项 工程 量 清单 的 方式 采用 综合 单价 计价 ; 其余 的 措施 项 目 可 以 “项 ”为 单位 的 方 
式 计价 ， 应 包括 除 规 费 、 税 金 外 的 全 部 费用 。 措 施 项 目 中 的 安全 文明 施工 费 必须 按照 国家 
或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 的 规定 计算 ， 不 得 作为 竞争 性 费用 。 

(3) 其 他 项 日 费 二 暂 列 金额 十 暂 估价 十 计 日 工 十 总 承包 服务 费 。 


[TO ICU TOT 
工程 量 清单 计价 应 采用 统一 格式 ， 格 式 中 的 各 种 表格 应 由 投标 人 填写 ， 主 要 由 下 列 内 












































(1) 投标 总 价 封面 。 

(2) 投标 总 价 。 

(3) 工程 计价 总 说 明 。 

(4) 建设 项 目 投标 报价 汇总 表 。 
(5) 单项 工程 投标 报价 汇总 表 。 
(6) 单位 工程 投标 报价 汇总 表 。 
(7) 分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 。 
(8) 综合 单价 分 析 表 。 

(9) 总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 。 
(10) 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 。 
(11) 暂 列 金额 明细 表 。 

(12) 材料 (工程 设备 ) 暂 估 单 价 表 。 
(13) 专业 工程 暂 估价 表 。 

(14) 计 日 工 表 。 
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(15) 总 承包 服务 费 计价 表 。 





名 sw, , 


编制 某 分 部 分 项 工程 量 清单 如 下 。 


1. 工程 情况 


如 图 2.4 所 示 某 C30 钢筋 混凝土 带 形 基础 ，C15 素 混凝土 垫 层 ， 长 20m， 混凝土 采用 泵 送 商 品 
混凝土 ， 其 剖面 图 如 图 2.4 所 示 。 













2， 分 部 分 项 工程 量 清单 设置 长 yy 

(1) 垫 层 。 六 六 多 多 

项 目 名 称 :混凝土 垫 层 。 9、\ 和 

@ 项 目 编码 : 010501001001。 站 三 A, 

图 计量 单位 : mi’。 \K :也 细小 

@ 工程 量 : 1.4X0.1X20 一 2.8(m)。 -XX NN 多 

ph KY ”和 

@ 项目 名 称 ， 带 形 基础 。 ~ | 
SN GY 及 一 

四 项 目 编码 010501002001。 ,> 下 沪 i 

加 计量 单位 mi。 Ar AAA 由 

图 工程 量 : En 

20=6. 54(m’)。 ,i 过 
3. 表格 填写 OY/ : VS 图 2.4 工程 剖面 图 


Sn 


工程 名 称 : 某 工程 


x -> 
县志 写 示例 见 表 2-8。 “< 


表 2-8 分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 
第 1 页 共 1 页 





混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 





1 垫 层 


1. 混凝土 种 类 : 
商品 混凝土 
2. 混凝土 强度 等 
级 : C15 


010501001001 





2 | 带 形 基础 


1. 混凝土 种 类 : 
商品 混凝土 
2. 混凝土 强度 等 
级 : C30 


010501002001| 

















本 页 小 计 











合计 
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已 知 某 综 合 楼 的 建筑 及 装修 装饰 工程 招标 文件 ( 略 )， 结 构 类 型 为 框架 结构 ， 梁 、 板 、 柱 采用 现 
浇 混凝土 ， 施 工 中 要 考虑 夜间 施工 和 垂直 运输 ,装修 时 地 面 铺 花 岗 石 ， 墙 面 刷 有 白 涂 料 ， 试 对 该 综 
合 楼 在 施工 过 程 中 可 能 发 生 的 措施 项 目 进行 列 项 。 

【案例 解析 】 

根据 工程 的 特点 ， 考 虑 现场 施工 的 实际 情况 并 结合 招标 文件 的 要 求 ， 在 通常 情况 下 措施 项 目 清 
单 所 列 的 项 目 有 : 文明 施工 、 安 全 施工 、 临 时 设施 、 二 次 搬运 、 脚 手 架 等 费用 ; 因为 柱 、 梁 、 板 全 
是 现 浇 混凝土 ， 应 列 混凝土 、 钢 筋 混 凝 土 模板 及 支架 项 目 ; 为 了 保证 施工 质量 ， 浇 筑 混凝土 时 会 有 
夜间 施工 现象 ， 故 应 列 夜间 施工 项 目 ; 本 施工 图 设计 文件 中 ， 施 工时 需要 搭设 脚手架 ， 为 解决 垂直 
运输 问题 需要 垂直 运输 机 械 ， 故 脚手架 、 垂 直 运 输 机 械 应 列 项 ; 从 文 审 知 基础 要 求 采用 大 开 控 ， 
需 用 机 械 大 开 挖 ， 要 选用 履带 式 反 铲 挖掘 机 ， es 场 及 安 拆 项 目 。 措 施 项 目 


列 项 见 表 2-9、 表 2-10。 ys 
表 2-9 err 单 与 计价 表 
工程 名 称 ， 某 综合 楼 第 1 页 共 1 页 


工程 造价 控制 NAN 












- 纸 合 | py 
1 |01170100100] 综合 脚 现 涪 框架 结 Sy, me 6 181. 27 


| 
二 由 
2 |011702002001| 和 矩形 柱 


3. |o11702006001| 矩形 梁 
4 |011702016001| 板 


Ee 
| 
相 
当当 
本 
8、 
3 





mm 2 113. 90 





mm 1 067. 90 
m 4 776. 60 








1. 建筑 物 建 筑 类 型 
及 结构 形式 : 现 浇 框 
011703001001| 垂直 运输 | 架 结构 

2. 建筑 物 榴 口 高 度 、 
层 数 : 22. 50m、5 层 


mm 6 181. 27 


a 





大 型 机 械 | 1. 机 械 设备 名 称 : 
6 ”|011705001001| 设备 进出 | 履带 式 反 铲 挖掘 机 
场 及 安 拆 | 2. 机 械 设 备 规格 型 号 























本 页 小 计 
合计 
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项 目 名 称 计算 基础 

1 “|011707001001| 安全 文明 施工 费 定额 人 工 费 
2 “|011707002001| 夜间 施工 增加 费 | 定额 人 工 费 | 
3 “|011707004001| 二 次 搬运 费 | 定额 人 工 费 | 
4 ”|011700077001| 已 完工 程 及 设备 保护 费 | 定额 人 工 费 | 
合计 | 

2.3 袁 电 
2. 3.1 工程 技术 文件 


工程 技术 文件 是 反映 建设 工程 项 目的 规模 、 内 容 、 标 准 、 功 能 等 的 文件 。 只 有 依据 工 
程 技术 文件 ， 才 能 对 工程 的 分 部 分 项 即 工 程 结构 做 出 分 解 ,得 到 计算 的 基本 子 项 ， 只 有 依 
据 工程 技术 文件 及 其 反映 的 工程 内 容 和 尺寸 ， 才 能 测算 或 计算 出 工程 实物 量 ， 得 到 分 部 分 
项 工程 的 实物 数量 。 因 此 ,工程 技术 文件 是 建设 工程 投资 确定 的 重要 依据 。 

在 工程 建设 的 不 同 阶段 所 产生 的 工程 技术 文件 是 不 同 的 。 

(1) 在 项 目 决策 阶段 (包括 项 目 意向 、 项 目 建议 书 、 可 行 性 研究 等 阶段 )， 工 程 技术 文 
件 表现 为 项 目 策划 文件 、 功 能 描述 书 、 项 目 建议 书 或 可 行 性 研究 报告 等 。 在 此 阶段 的 投资 
估算 主要 就 是 依据 上 述 的 工程 技术 文件 进行 编制 。 


(2) 在 初步 设计 阶段 ， 
关 设 计 资 料 。 设 计 概算 的 编制 
(3) 在 施工 图 设计 阶段 ， 


为 施工 图 设计 资料 ， 包 括 建筑 施 了 


设计 资料 。 施 工 图 预算 的 编制 
4) 在 工程 招标 阶段 ， 工 


工程 技术 文件 主要 表现 为 初步 设计 所 产 委 
， 主 要 是 以 初步 设计 图 纸 等 有 关 设计 资料 作为 依据 。 
随 着 工程 设计 的 深入 ， 进 入 详细 设计 ， 工 程 技术 文件 又 表现 
[图 纸 、 设 备 施 了 


[图 纸 、 结 构 施 了 
必须 以 施工 图 纸 等 有 关 工程 技术 文人 








建设 单位 的 特殊 要 求 、 相 应 的 工程 设计 文件 等 来 体现 。 








工程 建设 各 个 阶段 对 应 的 























[图 纸 、 其 他 施 了 


E 的 初步 设计 图 纸 及 有 








为 依据 。 


程 技术 文件 主要 是 以 招标 文件 、 工 程 量 清单 、 招 标 控制 


图纸 和 


价 、 


建设 工程 投资 的 差异 是 由 于 人 们 的 认识 不 能 超越 客观 条 件 而 
] 对 拟 建 项 目的 策划 难以 详尽 、 


具 


[ 程 建设 的 认识 就 愈 接近 实际 ， 建 设 工程 投资 的 确定 





造成 的 。 在 建设 前 期 工作 中 ,特别 是 项 目 决策 阶段 ， 人 ff 

体 ， 因 而 对 建设 工程 投资 的 确定 也 不 可 能 很 精确 ; 随 着 工程 建设 各 个 阶段 工作 的 深化 且 愈 
接近 后 期 ， 掌 握 的 资料 愈 多 ， 人 们 对 了 

也 就 愈 接近 实际 投资 。 由 此 可 见 ， 建 设 ] 








握 工 程 技 术 文 件 的 深度 、 完 整 性 和 可 靠 性 。 


[ 程 投资 确定 的 准确 性 ， 影 响 因素 之 一 就 是 人 ff 


] 掌 
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2. 3.2 ”要 素 市 场 价 格 信息 


构成 建设 工程 投资 的 要 素 包括 人 工 、 材 料 、 施 工 机 械 等 ， 要 素 价格 是 影响 建设 工程 投 
资 的 关键 因素 ， 要 素 价格 是 由 市 场 形成 的 。 建 设 工程 投资 采用 的 基本 子 项 所 需 资源 的 价格 
采 自 市 场 ， 随 着 市 场 的 变化 ， 要 素 价格 也 随 之 发 生变 化 。 因 此， 建设 工程 投资 必须 随时 掌 
握 市 场 价格 信息 ， 了 解 市 场 价格 行情 ， 熟 悉 市 场 建筑 各 类 资源 的 供求 变化 及 价格 动态 ， 这 
样 得 到 的 建设 工程 投资 情况 才能 反映 市 场 ， 反 映 工程 建造 所 需 的 真实 费用 。 


2. 3.3 建设 工程 环境 条 件 


环境 和 条 件 的 差异 或 变化 会 导致 建设 工程 投资 大 小 的 变化 。 工 程 的 环境 和 条 件 包 括 工 
程 地 质 条 件 、 气 象 条 件 、 现 场 环境 与 周边 条 件 ， 也 包括 工程 建设 的 实施 方案 、 组 织 方案 、 
技术 方案 等 。 例 如 国际 工程 承包 ， 承 包 商 在 进行 投标 报价 时 ” 需 通 过 充分 的 现场 环境 、 条 
件 调查 ,来 了 解 和 掌握 对 工程 价格 产生 影响 的 内 容 与 方面 如 玉 程 所 在 国 的 政治 情况 、 经 
济 情况 、 法 律 情况 、 交 通 、 运 输 、 通 信 情 况 ， 生 产 要 素 市 场 情况 ,历史 、 文 化、 宗教 情 
况 ， 气象 资 料 、 水 文 资料 、 地 质 资 料 等 自然 条 件 ,~ 瑟 程 现 场地 形 地 貌 、 周 围 道路 、 邻 近 建 
筑 物 、 市 政 设施 等 施工 条 件 及 其 他 条 件 ， 工程 业主 情况 、 设 计 单 位 情况 、 咨 询 单位 情况 、 
竞争 对 手 情 况 等 。 只 有 在 掌握 了 工程 的 环境 和 条 件 以 后 ， 才 能 做 出 准确 的 报价 。 


2.3.4 其 他 


按 国家 对 建设 工程 费用 计算 的 有 关 规 定 和 国家 税法 规定 须 计 取 的 相关 税 费 等 构成 了 建 
设 工程 造价 确定 的 依据 。 





























人 
“综合 应 用 案例 


【案例 概况 】 

已 知 某 建筑 A 轴 外 墙 砖 基础 (截面 尺寸 如 图 2. 5 所 示 )， 中 心 线 长 度 为 39. 30m， 高 1. 00m， 具 体 做 法 
为 : 100mm 厚 素 混凝土 垫 层 C15， 防 水 砂浆 防潮 层 一 道 ， 砖 基础 水泥 砂浆 M5 砌 筑 。 试 根据 《建设 工 
程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013)、《 房 屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》 (GB 50854 一 2013) 
计算 砖 基础 工程 的 综合 单价 (不 含 措施 费 、 规 费 和 税金 ， 其 中 管理 费 取 人 工 费 和 机 械 费 之 和 的 20%， 利 
润 取 人 工 费 和 机 械 费 之 和 的 20%)， 并 编制 工程 量 清单 和 投标 报价 。 

【案例 解析 】 

1. 业主 根据 施工 图 计算 砖 基 础 清单 项 目 工程 量 为 

(0. 432 十 1. 00) 汉 0. 365X 39. 30=20. 54(ma) 

2. 投标 人 对 砖 基础 这 个 清单 项 目 所 包括 的 施工 过 程 用 消耗 量 定额 及 其 价目 汇总 表 、 费 用 定额 
计价 。 

(1) 每 立方 米 砖 基础 的 防潮 层 一 道 (A7- 147) 

投标 人 计算 防潮 层 量 : 0. 365X39. 30 一 14. 34(m?) 

人 工 费 ; 2.31X (14. 34 二 20. 54) 一 1. 61( 元 ) 

材料 费 : 4. 16X(14. 34 二 20. 54) X1. 002 一 2. 91( 元 ) 

机 械 费 : 0. 18X(14. 34 二 20. 54) 一 0. 13( 元 ) 

企业 管理 费 : (1. 61 十 0. 13) X20% 二 0. 35( 元 ) 
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图 2. 5 外 墙 砖 基础 截面 图 ee 
利润 : (1.61 十 0. 13) X20% 二 0. 35( 元 ) 
(2) 每 立方 米 砖 基础 ， 水 泥 砂浆 M5( 水 泥 32.5 KK 换 )。 
人 工 费 : 29. 33 元 

NN 
材料 费 ，93. 93X1,002 二 94, 12( 元 ) a 


机 械 费 ，2. 12( 元 ) < 
企业 管理 费 : (29. 33 十 2. xa 
利润 : (29. 33 十 2. 12) X20% 二 6., 29( 元 


综合 单价 二 (1. 61 十 2. 91-+0-334 0. 0 35) 十 (29. 33-g4. A 29 十 6. 29) 二 141. 38( 元 /ms) 
表 2- 11 为 招标 文件 中 分 部 分 工程 量 清单 表 ， 到 表 352 为 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 表 。 


- 表 2- 1 2 单价 措施 大 目 清音 与 计价 
工程 名 称 : 菜 建筑 ，“ 第 1 页 共 1 页 





砌 筑 工 程 


1 夸 品 种 、 规 格 、 强 度 
等 级 : 页 岩 标 砖 MU15 
240mmX115mmX 53mm 
， |010401001001| 2. 基础 类 型 : 带 形 基础 3 

| 3. 砂浆 强度 等 级 ，M5- 
S3 

4. 防潮 层 材料 种 类 : 
20mm 厚 1: 2 防水 砂浆 


本 页 小 计 
合计 
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2) 


表 2- 12 分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 
工程 名 称 : 某 建筑 第 1 页 共 1 页 





砌 筑 工程 





1. 砖 品种 、 规 格 、 强 度 

等 级 : 页 岩 标 砖 MU15 

240mmX115mmX53mm 

2. 基础 类 型 : 带 形 基础 3 

1 传 基础 |010401001001| 3 砂浆 强度 等 级 ，M5- | 。 严 苓 141. 38| 2 904 
53 dh 

4. 防潮 层 材料 种 类 : 


20mm 厚 1 : 2 防水 砂浆 RN 
A 
I'S 












































本 页 小 计 2 904 
_ 全 A 2 904 
a > .加 让 
2 2% “ 
-> 朵 国 疏通 
一人。 朵 轩 由 


< 条， 
本 和 和信， 内 和 光世、 
市 场 价格 信息 v 工程 技术 文件 、 建 设 工程 环境 条 件 等 。 重 点 是 建设 工程 定额 和 工程 量 清单 
计价 ， 这 两 种 计价 依据 对 应 的 是 我 国 并 存 的 两 种 不 同 的 计价 模式 。 要 深刻 理解 工程 定额 和 
工程 量 清单 计价 的 概念 、 作 用 和 内 容 ; 此外， 工程 技术 文件 、 市 场 价格 信息 等 也 应 该 加 以 
了 解 ， 这 些 资料 给 工程 建设 不 同 阶段 的 投资 确定 提供 了 重要 的 依据 。 


使 
.推荐 阅读 资料 


1.《 工 程 量 清单 的 编制 与 投标 报价 》， 北 京 广 联 达 想 中 软件 技术 有 限 公司 工程 量 清单 专家 顾问 委员 
会 ， 中 国 建材 工业 出 版 社 ，2003。 

2.《 全 国 监理 工程 师 培 训 考 试 教材 : 建设 工程 投资 控制 )， 中 国 建设 监理 协会 ， 知 识 产权 出 版 
社 ，2008。 

3.《 建 筑 工程 概 预算 (第 4 版 )》， 沈 祥 华 主编 ， 武 汉 理工 大 学 出 版 社 ，2009 。 

4.《 工 程 估 价 》， 郑 君 君 ， 杨 学 英 主编 ， 武 汉 大 学 出 版 社 ，2004。 
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一 、 单 选 题 

1. 建设 工程 投资 表现 形式 多 种 多 样 ， 但 确定 的 基本 原理 是 (  )。 

A. 基本 相同 的 B. 相同 的 C. 不 相同 的 D. 一 样 的 
2. 定额 ， 即 规定 的 人 额度， 是 人 们 根据 不 同 的 需要 对 某 一 事物 规定 的 (  ) 。 
A. 数量 B. 额度 C. 标准 数量 D. 数量 标准 


3 定额 是 现代 科学 管理 的 重要 内 容 ， 它 在 现代 化 管理 中 的 重要 地 位 的 叙述 错误 的 是 
( )。 

A. 定额 是 节约 社会 劳动 ， 提 高 劳动 生产 率 的 重要 手段 

B. 定额 是 组 织 和 协调 社会 化 大 生产 的 工具 

C. 定额 是 宏观 调控 的 依据 

D. 定额 是 投资 控制 的 基础 

4.( “) 是 发 包 人 与 承包 人 之 间 从 工程 招 投标 开始 至 竣工 结算 为 止 ， 双 方 进行 经 济 
核算 、 处 理 经 济 关系 、 进 行 工 程 管理 等 活动 不 可 缺少 的 工程 内 容 及 数量 依据 。 


A. 工程 量 清单 规范 B. 工程 量 计算 规则 

C. 工程 量 清 单 D. 工程 量 清单 附录 

5. 工程 量 清单 是 招标 文件 的 组 成 部 分 ， 主 要 由 分 部 分 项 工程 量 清单 、 措 施 项 目 清单 
和 ( ) 组 成 。 

A. 分 部 工程 量 清单 了 -分 项 工程 量 清单 

C. 其 他 项 日 清单 D. 部 分 工程 量 清单 


6. 按照 现行 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 的 规定 ， 工 程 建设 风险 因素 所 需 费用 
在 (  ) 中 考虑 。 




















A. 分 部 分 项 工程 费用 所 需 费用 B. 措施 项 目 费 用 所 需 费用 

C. 其 他 项 目 费 用 D. 规 费 

7. 在 措施 项 目 清单 中 ， 采 用 分 部 分 项 工程 量 清单 的 方式 编制 的 是 (。”)。 

A. 大 中 型 机 械 进 出 场 及 安 拆 B. 安全 文明 施工 

C. 混凝土 浇筑 的 模板 工程 D. 二 次 搬运 费 

8. 投标 人 应 填报 工程 量 清单 计价 格式 中 列 明 的 所 有 需要 填报 的 单价 和 合 价 ， 如 未 十 
报 则 (  ) 


A. 招标 人 应 要 求 投标 人 及 时 补充 

B. 招标 人 可 认为 此 项 费用 已 包含 在 工程 量 的 清单 的 其 他 单价 和 合 价 中 

C. 投标 人 应 该 在 开标 之 前 补充 

D. 投标 人 可 以 在 中 标 后 提出 索赔 

9. 编制 分 部 分 项 工程 量 清单 时 ， 除 了 确定 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 计 量 单位 和 工程 量 
之 外 还 应 确定 ( Ns 


A. 项 目 特征 描述 B. 总 说 明 
C. 综合 工程 内 容 D. 措施 项 目 清单 内 容 
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设置 。 
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10. 关于 工程 量 清单 的 表述 ， 下 列 说 法 中 正确 的 是 ( 站 

A. 工程 量 清单 是 指 建设 工程 的 分 部 分 项 项 目 、 措 施 项 目 、 其 他 项 目 、 规 费 项 目 和 税 

金 项 目的 名 称 和 相应 数量 等 的 明细 清单 

B. 工程 量 清单 必须 作为 招标 文件 的 组 成 部 分 ， 其 准确 性 和 完整 性 由 投标 人 负责 

C. 工程 量 清单 应 由 分 部 分 项 工程 量 清单 ， 措 施 项 目 清单 ， 其 他 项 目 清单 组 成 

D. 工程 量 清单 是 工程 量 清单 计价 的 基础 ， 应 作为 编制 概 预 算 、 标 底 、 投 标 报价 、 计 
算 工程 量 、 支 付 工程 款 、 调 整合 同 价款 、 办 理 竣 工 结算 以 及 工程 索赔 等 的 依据 
之 一 

11. 分 部 分 项 工程 量 清单 的 项 目 编码 由 12 位 组 成 ,其 中 的 ( ) 位 由 清单 编制 人 











A. 八 到 十 B. 九 到 十 一 C. 九 到 十 二 D. 十 到 十 二 
12. 分 部 分 项 工程 量 清单 是 指 表示 拟 建 工程 分 项 实体 工程 项 目 名 称 和 相应 数量 的 明细 





清单 ， 应 包括 的 要 件 是 (  )。 
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A. 项 目 编码 、 项 目 名称 、 计 量 单位 和 工程 量 

B. 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 和 工程 量 

C 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单位 和 工程 单价 
D. 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计量 单位 和 工程 量 
13. 工程 技术 文件 是 ( hs 

A. 反映 建设 工程 项 目的 规模 内容、 标准 、 功 能 的 详 件 
B. 反映 建设 工程 项 目的 内 容 、 标 准 、 功 能 的 文件 

C. 反映 建设 工程 项 目的 规模 、 标 准 、 功 能 的 文件 

D. 反映 建设 下 程 项 目的 功能 的 文件 




















二 、 多 选 题 

1. 按照 定额 的 适用 范围 分 为 ( “)。 

A. 国家 定额 B. 省 市 定额 C. 地 区 定额 

D. 行业 定额 E. 企业 定额 

2. 下 列 哪些 选项 是 其 他 项 目 清单 的 内 容 。(  ) 

A 计 上 日 工 B. 材料 购置 费 

C. 暂 列 金额 D. 工程 设备 暂 估 单价 
E. 材料 暂 估 单价 

3. 实行 工程 量 清 单 计价 招标 投标 的 建设 工程 其 ( ””) 应 按 清单 规范 执行 。 
A. 招标 控制 价 的 编制 B. 投标 报价 的 编制 
C. 合同 价款 约定 D. 工程 竣工 决算 办 理 
E. 索赔 与 现场 签证 

4. 下 列 对 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 编码 的 阐述 正确 的 是 (  )。 
A. 一 、 二 、 三 、 四 级 编码 为 全 国 统一 码 

B. 第 五 级 编码 清单 项 目 名 称 顺 序 设 置 

C. 第 三 级 表示 专业 工程 顺序 码 (分 二 位 ) 

D. 第 一 级 表示 工程 分 类 顺序 码 (分 二 位 ) 
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第 五 级 表示 工程 量 清单 项 目 名 称 顺序 码 (分 四 位 ) 

下 列 单位 中 可 能 成 为 分 部 分 项 工程 量 清单 计量 单位 的 是 ( ) 
t B. 10m C. 组 

1 000nms E. 楼 

、 简 答题 

1. 简 述 建设 工程 投资 确定 的 依据 有 哪些 。 

2. 定额 按 编制 程序 和 用 途 分 类 有 哪些 ?它们 之 间 有 何 关系 ? 

3. 工程 量 清单 应 该 包括 哪些 基本 内 容 ? 

4. 简 述 工程 量 清单 的 概念 以 及 编制 程序 。 

四 、 案 例题 


某 工程 室内 楼 面具 体 做 法 如 下 。 

(1) 紫红 色 瓷 质 耐 磨 地 砖 (600X600)mm 面 层 ， 水 泥 柑 缝 。 

(2) 20mm 厚 1 : 4 干 硬性 水 泥 砂浆 结合 层 。 

(3) 60mm 厚 C20 细 石 混凝土 找平 层 。 

(4) 聚氨酯 二 遍 涂 膜 防水 层 ， 四 周 卷 起 150mm 高 。 

(5) 20mm 厚 1 : 3 水 泥 砂浆 找平 层 。 

(6) 现 浇 混凝土 楼 板 。 

问题 : 要 求 编制 该 楼 面 工程 的 工程 量 清单 表 ( 已 知 该 室内 两 方向 的 轴线 尺寸 为 
2 700mmX3 300mm， 墙 厚 为 240mnm) 。 
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一 、 实 训 目 标 

通过 建筑 工程 施工 图 预算 编制 实 训 ,使 学 生 能 进一步 熟悉 和 掌握 施工 图 预算 书 编制 的 
步骤 和 方法 ， 进 一 步 提高 学 生 将 理论 知识 转化 为 施工 图 预算 编制 的 技能 。 

二 、 实 训 要 求 

1. 编写 内 容 : 教师 根据 教学 实际 需要 指导 学 生 每 人 自 备 一 套图 纸 ， 其 中 建筑 面积 约 
为 1 500m* ， 结 构 的 形式 不 限 。 要 求学 生 能 根据 所 给 资料 在 教师 的 指导 下 独立 地 完成 该 工 
程 施工 图 预算 书 的 编制 。 
. 编写 要 求 : 要 求 在 教学 计划 规定 的 实 训 时 间 内 ， 按 时 保质 保 量 完成 施工 图 预算 编 
制 实 训 内 容 的 全 部 工作 。 

3. 参考 资料 : 当地 现行 预算 定额 和 单位 估价 表 ， 当 地 工程 造价 计算 取 费 程序 及 市 场 
材料 价格 信息 等 ， 预 算 书 编制 所 需 的 各 种 费用 计算 文件 、 资 料 。 


综合 实 训 二 





Fo 





一 、 实 训 目标 
通过 实 训练 习 能 正确 地 进行 分 部 分 项 工程 、 措 施 项 目 综合 单价 的 组 价 ， 能 完成 一 般 土 
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建 工程 的 工程 量 清单 计价 。 

二 、 实 训 要 求 

1. 编写 内 容 : 要 求学 生 每 人 自 备 一 套图 纸 ， 其 中 建筑 面积 约 为 1 000m* ， 结 构 的 形式 
不 限 。 要 求学 生 能 根据 所 给 资料 ， 在 教师 的 指导 下 独立 地 完成 该 工程 工程 量 清 单 计价 
工作 。 

2. 编写 要 求 :要求 采 用 计价 规范 中 的 统一 表格 完成 计价 工作 。 

3. 参考 资料 包括 以 下 几 种 。 

(1) 招标 文件 。 

(2)《 建 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013)。 

(3) 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计 算 规范 》(GB 50854 一 2013) 。 

(4) 当地 基础 定额 。 

(5) 当地 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 单价 。 

(6) 拟定 本 工程 的 施工 组 织 设计 或 施工 方案 。 
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第 3 前 
OU 
建设 工程 决策 阶段 工程 造价 控制 





掌握 可 行 性 研究 的 基本 概念 、 阶 段 划分 、 工 作 步 骤 以 及 可 行 性 研究 报告 的 编 
写 ; 项 目 评价 的 各 项 指标 的 计算 和 判断 原理 ， 投 资 估算 的 编制 方法 ; 熟悉 建设 项 
目 投资 ， 财 务 报表 的 编制 光 可 行 性 研究 的 目的 和 资金 时 间 价 值 ;， 了解 投资 估算 的 
依据 、 流 动 资金 估算 方法 。 




















起 可行 泪 弛 和 的 负 写 人 和 内 外 可 全 s% 
六 和 要 所 加 和 和 们 的 填 设 和 投资 人 算 | 25% 
入 和 克拉 基本 册 报 扩 ! 时 务 评价 35% 
他 光合 安全 人 从 从 的 生 本 计 年 灾 人 时间 价值 20% 
a 财务 评价 指标 10% 
生生 生生 新 信和 性 不 二 性 分 析 s% 
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屠 喇 

某 建 设 项 目的 宏观 目标 是 推动 我 国 建筑 产业 国际 化 ,促进 建筑 信息 产业 发 展 ， 采 用 新 
材料 、 新 能 源 、 新 设计 以 减少 国家 外 汇 支 出 。 其 具体 目标 有 3 个 : 效益 目标 是 项 目 投资 所 
得 税 后 财务 内 部 收益 率 达 到 15%，6 年 回收 全 部 投资 ; 功能 目标 是 降低 生产 成 本 ， 提 高 企 
业 的 财务 效益 ,减少 企业 的 经 营 风险 ; 市 场 目 标 是 达到 优质 高 效 , 使 用 国产 设备 、 材 料 、 
能 源 ， 减少 原材料 进口 。 

建设 项 目 在 正式 施工 建设 之 前 都 必须 经 过 决策 阶段 。 决 策 是 指 人 们 为 了 实现 特定 的 目 
标 ， 在 掌握 大 量 有 关 信 息 的 基础 上 ， 运 用 科学 的 理论 和 方法 ， 系 统 地 分 析 主客 观 条 件 ， 进 
行 最 终 选择 的 过 程 。 建 设 工程 决策 阶段 的 工程 造价 控制 是 造价 管理 的 第 一 个 环节 ， 也 是 首 
要 环节 。 

建设 工程 决策 阶段 的 工程 造价 控制 需 进行 哪些 具体 的 工作 ? 


3.1 9 戏 


3.1.1 可 行 性 研究 的 概念 和 作用 


1. 可 行 性 研究 的 概念 

建设 项 目的 可 行 性 研究 是 在 投资 决策 前 对 拟 建 项 目 有 关 的 社会 、 经 济 、 技 术 等 各 方面 
进行 深入 细致 的 调查 研究 和 人 金 面 的 技术 经 济 论证 ， 对 项 目 建 成 后 的 经 济 效益 进行 科学 的 预 
测 和 评价 ， 为 项 目 决策 提供 科学 依据 的 一 种 科学 分 析 方法 。 

2. 可 行 性 研究 的 作用 

可 行 性 研究 是 保证 项 目 建设 以 最 小 的 投资 耗费 取得 最 佳 的 经 济 效益 ， 是 实现 项 目 技术 
在 技术 上 先进 : 经 济 上 合理 和 建设 上 可 行 的 科学 方法 。 可 行 性 研究 的 主要 作用 有 以 下 
几 点 。 
(1) 可 行 性 研究 作为 建设 项 目 投资 决策 和 编制 可 行 性 研究 报告 的 依据 ， 是 项 目 投资 建 
设 的 首要 环节 。 一 项 投资 活动 能 否 成 功 、 效 率 如 何 , 受到 社会 多 方面 因素 的 影响 ,包括 经 
济 的 、 技 术 的 、 政 治 的 、 法 律 的 、 管 理 的 以 及 自然 的 因素 。 如 何 对 这 些 因素 进行 科学 的 调 
查 与 预测 、 分 析 与 计算 、 比 较 与 评价 ， 是 一 项 非常 重要 而 又 十 分 复杂 的 系统 性 工作 ， 应 该 
说 是 一 种 跨 专 业 和 资源 的 活动 ， 其 难度 显然 非常 大 。 可 行 性 研究 对 建设 项 目的 各 方面 都 进 
行 了 深入 细致 的 调查 研究 ， 系 统 地 论证 了 项 目的 可 行 性 。 项目 投 资 与 否 ， 主 要 依据 项 目 可 
行 性 研究 所 做 出 的 定性 和 定量 的 技术 经 济 分 析 。 因 此 ， 可 行 性 研究 是 投资 决策 的 主要 
依据 。 

(2) 可 行 性 研究 是 作为 筹集 资金 ， 向 银行 等 金融 组 织 、 风 险 投资 机 构 申 请 贷款 的 依 
据 。 对 于 需要 申请 银行 贷款 的 项 目 ， 可 行 性 研究 提供 了 可 参考 的 经 济 效益 水 平 以 及 偿还 能 
力 等 评估 结论 。 银 行 等 金融 机 构 在 确认 项 目 是 否 可 以 获得 贷款 前 ， 要 对 可 行 性 研究 报告 进 
行 全 面 分 析 、 评 估 ， 最 终 进行 贷款 决策 。 目 前 ， 我国 的 建设 银行 、 国 家 开发 银行 和 投资 银 
行 等 ， 以 及 其 他 境内 外 的 各 类 人 金融 机 构 在 接受 项 目 建设 贷款 时 ， 都 会 对 贷款 项 目 进 行 全 
面 、 细 致 的 分 析 评 估 ， 银 行 等 金融 机 构 只 有 在 确认 项 目 具有 偿还 贷款 的 能 力 、 不 承担 过 大 
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的 风险 情况 下 ， 才 会 同意 贷款 

《3) 可 行 性 研究 是 作为 项 目 主管 部 门 商谈 合同 、 签 订 协 议 的 依据 。 根 据 可 行 性 研究 报 

， 建 设 项 目 主管 部 门 可 同 国内 有 关 部 门 签订 项 目 所 需 原 材料 、 能 源 资源 和 基础 设施 等 方 
面 的 协议 和 合同 ， 以 便 与 国外 厂商 就 引进 技术 和 设备 签约 。 

(4) 可 行 性 研究 是 作为 项 目 进行 工程 设计 、 设 备 订货 、 施 工 准备 等 基本 建设 前 期 工作 
的 依据 。 可 行 性 研究 报告 是 编制 设计 文件 、 进 行 建 设 准备 工作 的 主要 根据 。 

(5) 可 行 性 研究 是 作为 项 目 拟 采用 的 新 技术 、 新 设备 的 研制 ， 进 行 地 形 、 地 质 及 工业 
性 工作 的 依据 。 项 目 拟 采用 的 新 技术 、 新 设备 必须 是 经 过 技术 经 济 论证 认为 是 可 行 的, 方 
能 拟订 研制 计划 。 

(6) 可 行 性 研究 是 作为 环保 部 门 审查 项 目 对 环境 影响 的 依据 ， 也 作为 向 项 目 建设 所 在 
地 政府 和 规划 部 门 申请 施工 许可 证 的 依据 。 


OF OR 
可 行 性 研究 一 般 包 括 投资 机 会 研究 、 初 步 可 行 性 研究 、 详 细 可 行 性 研究 及 评价 和 决策 
个 阶 风 坊 二 个 所 反 的 研 只 这 放大 风 a Se dd 
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3.1.2 可 行 性 研究 的 内 容 与 报告 的 编制 


1. 可 行 性 研究 的 内 容 


建设 项 目的 可 行 性 研究 的 内 容 是 论证 项 目 可 行 性 所 包含 的 各 个 方面 ， 具体 有 建设 项 目 
在 技术 、 财 务 、 经 济 、 商 业 二 管理、 环境 保护 等 方面 的 可 行 性 。 可 行 性 研究 的 最 后 成 果 是 
编制 成 一 份 可 行 性 研究 报告 作为 正式 文件 ,这 份 文件 既是 报 审 决策 的 依据 ， 和 
款 的 依据 ， 同 时 ， 也 是 向 政府 主管 部 门 申 请 经 营 执照 以 及 同 有 关 部 门 或 单位 合作 谈判 、 

订 协 议 的 依据 。 可 行 性 研究 的 主要 内 容 要 以 一 定 的 格式 反映 在 报告 中 ， ee 
下 儿 方面 。 

1) 总 论 
主要 说 明 建设 项 目 提出 的 背景 项目 投 资 的 必要 性 和 可 能 性 ,项 目 投资 后 的 经 济 效 
益 ， 以 及 开展 此 项 目 研究 工作 的 依据 和 研究 范围 。 

2) 产品 的 市 场 需求 预测 和 建设 规模 

项 目 产品 | 它 关 系 到 项 目 是 否 具备 
市 场 需求 、 是 否 能 够 实现 产品 的 有 效 供给 。 通 过 市 场 调查 和 市 场 预测 了 解 市 场 对 项 目的 需 
A ee a 
方面 。 

(1) 项 目 产 品 在 国内 外 市 场 的 供需 情况 。 

(2) 项 目 产品 的 竞争 状况 和 价格 变化 趋势 

(3) 影响 市 场 的 因素 变化 情况 。 

(4) 产品 的 发 展 前 景 。 

进行 市 场 需 求 预测 之 后 ， 根 据 预测 的 结果 可 以 合理 地 安排 建设 规模 ， 该 建设 规模 一 定 
是 适应 市 场 需求 并 能 够 实现 较 大 的 经 济 效益 的 规模 。 
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3) 资源 、 原 材料 、 燃 料及 公用 设施 情况 

在 报告 中 详尽 说 明 资 源 储量 、 资 源 利用 效率 、 资 源 有 效 水 平和 开采 利用 条 件 ; 原 材 
料 ， 辅 助 材料 ， 燃 料 ， 电 力 等 其 他 能 源 输 入 品 的 种 类 、 数 量 、 质 量 、 价 格 、 来 源 和 供应 条 
件 ; 所 需 公共 配套 设施 的 数量 、 质 量 、 取 得 方式 以 及 现 有 的 供应 条 件 。 

4) 建 厂 条 件 和 厂址 选择 

对 建 厂 的 地 理 位 置 和 交通 运输 、 原 材料 、 能 源 、 动 力 等 基础 资料 ， 以 及 工程 地 质 、 水 
文 地 质 条 件 、 废 弃 物 处 理 、 劳 动力 供应 等 社会 经 济 自然 条 件 的 现状 和 发 展 趋势 进行 分 析 ， 
同时 深入 细致 地 分 析 经 济 布局 政策 和 财政 法 律 等 现状 ， 进 行 多 方案 的 比较 ， 提 出 选择 
意见 。 

5) 项 目 设计 方案 

确定 项 目的 构成 范围 包括 : 主要 单项 工程 的 组 成 、 主 要 技术 工艺 和 设备 选 型 方案 的 比 
较 、 引 进 技术 、 设 备 的 来 源 (国内 或 国外 制造 )、 公 共 辅 助 设施 和 场 内 外 交通 运输 方式 的 比 
较 和 初 选 、 项 目 总 平面 图 和 交通 运输 的 设计 、 项 目 土建 部 分 卫 程 量 估算 等 。 

6) 环境 保护 与 建设 过 程 安全 生产 

环境 保护 是 采用 行政 的 、 法 律 的 、 经 济 的 、 科 学 技术 的 等 多 方面 措施 ， 合 理 利用 自然 
资源 ， 防 止 污染 和 破坏 ， 以 求 保持 生态 平衡 、 扩 大 有 用 自然 资源 的 再 生产 ,保障 人 类 社会 
的 发 展 。 因 此 在 可 行 性 研究 中 要 全 面 分 析 项 目 对 环境 的 影响 ， 提 出 治理 对 策 ， 分 析 评 价 环 
保 工程 的 资金 投入 数量 、 有 无 保证 … 是 否 落 实 ， 在 建设 过 程 中 有 无 特殊 安全 要 求 ， 如 何 保 
证 安全 生产 ,安全 生产 的 措施 和 资金 投入 情况 等 。 

7) 企业 组 织 、 劳 动 定员 和 人 员 培 训 

确定 企业 的 生产 组 织 形式 和 人 员 管 理 系 统 ， 根据 产品 生产 工艺 流程 和 质量 要 求 来 组 织 
相 适 应 的 生产 程序 和 生产 管理 职能 机 构 ， 保 证 合理 地 完成 产品 的 加 工 制造 、 储 存 、 运 输 、 
销售 等 各 项 下 作 ， 并 根据 对 生产 技术 和 管理 水 平 的 需要 来 确定 所 需 的 各 类 人 员 和 进行 人 员 
培训 。 

8) 项 目 施工 计划 和 进度 要 求 

建设 项 目 实施 中 的 每 一 个 阶段 都 必须 与 时 间 表 相 关联 。 简 单 的 项 目 实施 可 采用 甘 特 
图 ， 复 杂 的 项 目 实施 则 应 采用 网 络 进度 图 。 

9) 投资 估算 和 资金 筹措 

投资 估算 包括 建设 项 目 从 施工 建设 起 到 项 目 报废 为 止 所 需 的 全 部 投资 费用 ， 即 项 目 在 
整个 建设 期 内 投入 的 全 部 资金 资金 筹措 应 说 明 资金 来 源 渠 道 、 筹 措 方式 、 资 金 清偿 方 
式 等 。 

10) 项 目的 经 济 评价 

项 目的 经 济 评价 包括 财务 效益 评价 和 国民 经 济 评价 ， 对 财务 基础 数据 进行 估算 ， 采 
静态 分 析 和 动态 分 析 的 方法 ， 从 而 得 出 评价 结论 。 

11) 综合 评价 与 结论 、 建 议 

综合 分 析 以 上 全 部 内 容 ， 对 各 种 数据 、 资 料 进行 审核 ， 得 出 结论 性 意见 及 合理 化 
建议 。 

可 以 看 出 ， 建 设 项 目 可 行 性 研究 的 内 容 可 概括 为 三 大 部 分 。 第 一 部 分 是 市 场 研究 ， 包 
括 产品 的 市 场 调 查 和 预测 研究 ， 这 是 项 目 可 行 性 研究 的 前 提 和 基础 ， 其 主要 任务 是 要 解决 
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项 目的 “必要 性 ”问题 ;第 二 部 分 是 技术 研究 ， 即 技术 方案 和 建设 条 件 研究 ， 这 是 项 目 可 
行 性 研究 的 技术 基础 ， 它 主要 解决 项 目 在 技术 上 的 “可 行 性 ”问题 ， 第 三 部 分 是 效益 研 
究 ， 即 经 济 效益 的 分 析 和 评价 ， 这 是 项 目 可 行 性 研究 的 核心 部 分 ， 主 要 解决 项 目 在 经 济 上 
的 “合理 性 ”问题 。 市 场 研 究 、 技 术 研 究 和 效益 研究 共同 构成 项 目 可 行 性 研究 的 三 大 
支柱 。 

2. 可 行 性 研究 报告 的 编制 

1) 可 行 性 研究 报告 的 编制 依据 

对 建设 项 目 进行 可 行 性 研究 、 编 制 可 行 性 研究 报告 的 主要 依据 有 以 下 几 点 。 

(1) 项 目 建议 书 (初步 可 行 性 研究 报告 ) 及 其 批复 文件 。 

(2) 国家 和 地 方 的 经 济 和 社会 发 展 规划 、 行 业 部 门 发 展 规划 、 国 家 经 济 建设 的 方 
针 等 。 

(3) 国家 有 关 法 律 、 法 规 和 政策 。 

(4) 对 于 大 中 型 骨干 项 目 ， 必 须 具 有 国家 批准 的 资源 报告 、 国 土 开 发 整治 规划 、 区 域 
规划 、 江 河流 域 规划 、 工 业 基 地 规划 等 有 关 文 件 。 

(5) 有 关机 构 发布 的 工程 建设 方面 的 标准 、 规 范 和 定额 。 

(6) 合资 、 合 作 项 目 各 方 签订 的 协议 书 或 意向 书 。 

(7) 委托 单位 的 委托 合同 。 

(8) 经 国家 统一 颁布 的 有 关 项 目 评 价 的 基本 参数 和 指标 。 

(9) 有 关 的 基础 数据 ， 包 括 地 理 、 气 象 、 地 质 、 环 境 等 自然 和 社会 经 济 等 基础 资料 和 
数据 。 























编制 可 行 性 如 下 = 
(1) 编制 单位 必须 具备 承担 可 行 性 研究 的 条 件 。 人 
项 专门 性 工作 , 技术 要 求 很 高 。 因 此 ， 编 制 可 行 性 研究 报告 时 ， 需 要 和 全 定 的 技术 实 
力 、 技 术 装备 、 技 术 手段 和 丰富 实践 经 验 的 工程 咨询 公司 ， 工 程 技术 顾问 公司 ， 建 筑 设计 
院 等 专门 从 事 可 行 性 研究 的 单位 来 承担 ， ee i 誉 。 

(2) 确保 可 行 性 研究 报告 的 真实 性 和 科学 性 。 可 行 性 研究 的 技术 难度 大 ， 编 制 单位 必 
须 保持 独立 性 和 公正 性 ， 人 物 发 展 的 客观 经 济 规律 和 科学 研究 工作 的 客观 规律 ， 在 充 
分 调查 研究 的 基础 上 ， 求 是 的 原则 进行 技术 经 济 论证 ， 科 学 地 遵 选 方案 ， 保 证 可 
行 性 研究 的 严肃 性 、 客观 性 、 真实 性 、 科 学 性 和 可 靠 性 。 

(3) 可 行 性 研究 的 深度 要 规范 化 和 标准 化 。 不 同行 业 、 不 同性 质 、 不 同 特点 的 建设 项 
目 ， 其 可 行 性 研究 的 内 容 和 深度 要 求 标准 是 不 同 的 ， 因 此 研究 深度 及 计算 指标 必须 满足 作 
为 项 目 投资 决策 和 进行 设计 的 要 求 ， 具 备 一 定 的 针对 性 和 适用 性 。 

(4) 可 行 性 研究 报告 必须 经 签证 。 可 行 性 研究 报告 编制 完成 之 后 ， 应 由 编制 单位 的 行 
政 、 技 术 、 经 济 方面 的 负责 人 签字 ， 并 对 研究 报告 的 质量 负责 。 


3.1.3 可 行 性 研究 报告 的 审批 


根据 《国务 院 关 于 投资 体制 改革 的 决定 》( 国 发 [2004]20 号 ?规定 ， 建 设 项 目 可 行 性 
研究 报告 的 审批 与 项 目 建 议 书 的 审批 相同 ， 即 : 对 于 政府 投资 项 目 或 使 用 政府 性 资金 、 国 
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际 金融 组 织 和 外 国政 府 贷款 投资 建设 的 项 目 .继续 实行 审批 制 并 需 报批 项 目 可 行 性 研究 报 
告 。 凡 不 使 用 政府 性 投资 资金 (国际 金融 组 织 和 外 国政 府 贷款 属于 国家 主权 外 债 ， 按 照 政 
府 投资 资金 进行 管理 ) 的 项 目 ， 一 律 不 再 实行 审批 制 ， 并 区 别 不 同情 况 实行 核准 制 和 备案 
制 ， 无 须 报批 项 目 可 行 性 研究 报告 。 

根据 《国家 发 展 改革 委 关 于 改进 和 完善 报请 国务 院 审批 或 核准 的 投资 项 目 管理 办 法 》 
(发 改 投资 [2005] 76 号 ) 的 规定 ， 要 逐步 建立 和 完善 政府 投资 责任 追究 制度 ， 建 立 健全 
协同 配合 的 企业 投资 监管 体系 ， 与 项 目 审批 、 核 准 、 实 施 有 关 的 单位 要 各 司 其 职 ， 各 负 
其 责 。 











3.2.1 项目 投资 估算 的 含义 和 构成 


1. 投资 估算 的 含义 

建设 项 目 投资 估算 是 在 对 项 目的 建设 规模 、 产 品 方案 、 工 艺 技术 及 设备 方案 、 工 程 方 
案 及 项 目 实施 进度 等 进行 研究 并 基本 确定 的 基础 上 上， 估算 项 目 所 需 资金 总 额 ( 包 括 建设 投 
资 和 流动 资金 ) 并 测算 建设 期 分 年 资金 使 用 计划 。 投 资 估算 是 拟 建 项 目 编制 项 目 建议 书 、 
可 行 性 研究 报告 的 重要 组 成 部 分 ， 是 项 目 决 策 的 重要 依据 之 一 。 

2. 投资 估算 的 构成 

根据 《国家 发 展 改革 委 、 建 设 部 关于 印发 建设 项 目 经 济 评价 方法 与 参数 的 通知 》( 发 改 
投资 [2006] 1325 号 ) 精 神 ， 投 资 估算 的 内 容 从 费用 构成 来 讲 应 包括 该 项 目 从 筹建 、 设 计 、 
施工 直至 竣工 投产 所 需 的 全 部 费用 ， 分 为 建设 投资 、 建 设 期 利息 和 流动 资金 三 部 分 。 建 设 投 
资 估算 内 容 按照 费用 的 性 质 可 划分 为 建筑 安装 工程 费用 (也 称 工程 费用 )， 设 备 及 工 、 器 具 购 
置 费 用 ， 工 程 建 设 其 他 费用 和 预备 费用 。 建 设 期 利息 是 指 筹措 债务 资金 时 在 建设 期 内 发 生 并 
按照 规定 允许 在 投产 后 计 人 固定 资产 原 值 的 利息 ， 即 资本 化 利息 。 流 动 资金 是 指 生 产 经 营 性 
项 目 投产 后 ， 用 于 购买 原材料 、 燃 料 、 支 付 工资 及 其 他 经 营 费用 等 所 需 的 周转 资金 。 流 动 资 
金 是 伴随 着 建设 投资 而 发 生 的 长 期 占用 的 流动 资产 投资 ， 即 财务 中 的 营运 资金 。 


AO OL 

本 书 采用 《建设 项 目 经 济 评价 方法 与 参数 (第 三 版 )》 一 书 所 指 的 建设 投资 ， 包 括 建设 
期 利息 。 此 外 ， 从 体现 资金 时 间 价值 的 角度 ， 可 将 投资 估算 分 为 静态 投资 部 分 和 动态 投资 
部 分 。 静 态 投资 部 分 一 般 包 括 建筑 安装 工程 费用 、 设 备 及 工 器 具 购 置 费 、 工 程 建设 其 他 费 
用 中 的 静态 部 分 (不 涉及 时 间 变 化 因素 的 部 分 )， 以 及 预备 费 里 的 基本 预备 费 。 动 态 投资 包 
括 涨 价 预备 费 、 建 设 期 利息 等 。 


Trent 




















3. 2.2 ”投资 估算 的 内 容 


根据 《建设 项 目 投资 估算 编审 规程 》(CECA/GCI 一 2007) 规 定 ， 投资 估算 按照 编制 
估算 的 工程 对 象 划分 ， 包括 建设 项 目 投资 估算 、 单 项 工程 投资 估算 和 单位 工程 投资 估算 


WHI 6 








等 。 投 资 估算 文件 一 般 由 封面 、 签 署 页 、 编 制 说 明 、 投 资 估算 分 析 、 总 投资 估算 表 、 单 项 
工程 估算 表 、 主 要 技术 经 济 指标 等 内 容 组 成 。 
1. 投资 估算 编制 说 明 
投资 估算 编制 说 明 一 般 包 括 以 下 内 容 。 
(1) 工程 概况 。 
(2) 编制 范围 。 说 明 建 设 项 日 总 投资 估算 中 所 包括 的 和 不 包括 的 工程 项 目 和 费用 ; 如 
几 个 单位 共同 编制 时 ， 说 明 分 工 编制 的 情况 。 
(3) 编制 方法 。 
(4) 编制 依据 。 
(5) 主要 技术 经 济 指标 。 包 括 投资 、 用 地 和 主要 材料 用 量 指标 。 当 设计 规模 有 远 、 近 
期 不 同 的 考虑 时 ， 或 者 土建 与 安装 的 规模 不 同时 ， 应 分 别 计算 后 绸 综合 。 
(6) 有 关 参 数 、 率 值 选 定 的 说 明 。 如 土地 拆迁 、 供 电 供水 、 考 察 咨询 等 费用 的 费 率 标 
准 选用 情况 。 
(7) 特殊 间 题 的 说 明 ， 包 括 采用 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 时 必须 说 明 的 价格 
的 确定 ， 进 口 材料 、 设 备 、 技 术 费用 的 构成 与 计算 参数 ， 采 用 矩形 结构 、 异 型 结构 的 费用 
估算 方法 ， 环 保 ( 不 限于 ) 投 资 占 总 投资 的 比重 ` 未 包括 项 目 或 费用 的 必要 说 明 等 。 
(8) 采用 限额 设计 的 工程 还 应 对 投资 限额 和 投资 分 解 作 进一步 说 明 。 
(9) 采用 方案 比 选 的 工程 还 应 对 方案 比 选 的 估算 和 经 济 指标 作 进一步 说 明 。 
2. 投资 估算 分 析 
(1) 工程 投资 比例 分 析 。 一 般 建筑 工程 要 分 析 土 建 、 装 饰 、 给 排水 、 电 气 、 暧 通 、 空 
调 、 动 力 等 主体 工程 、 以 及 道路 、 广 场 、 围 墙 s 大门 、 室 外 管线 、 绿 化 等 室外 附属 工程 总 
投资 的 比例 ; 一 般 工 业 项 目 要 分 析 主 要 生产 项 目 ( 列 出 各 生产 装置 )、 辅 助 生产 项 目 、 公 用 
工程 项 目 ( 给 排水 供电 和 电信 、 供 气 、 总 图 运输 及 外 管 )、 服 务 性 工程 、 生 活 福利 设施 、 
厂 外 工程 占 建设 总 投资 的 比例 。 
(2) 分 析 设 备 及 工 器 具 购 置 费 、 建 筑 工程 费 、 安 装 工程 费 、 工 程 建设 其 他 费用 、 预 备 
费 占 建设 总 投资 的 比例 ， 分 析 引进 设备 费用 占 全 部 设备 费用 的 比例 等 。 
(3) 分 析 影响 投资 的 主要 因素 。 
(4) 与 国内 类 似 工程 项 目的 比较 ， 分 析 说 明 投 资 高 低 原因 。 
3. 总 投资 估算 
总 投资 估算 包括 汇总 单项 工程 估算 、 工 程 建设 其 他 费用 ， 估 算 基本 预备 费 、 涨 价 预备 
费 ， 计 算 建 设 期 贷款 利息 等 。 
4. 单项 工程 投资 估算 
单项 工程 投资 估算 应 按 建设 项 目 划分 的 各 个 单项 工程 分 别 计算 组 成 工程 费用 的 建筑 工 
程 费 、 设 备 及 工 器 具 购 置 费 、 安 装 工程 费 。 
5. 工程 建设 其 他 费用 估算 


工程 建设 其 他 费用 估算 应 按 预 期 将 要 发 生 的 工程 建设 其 他 费用 种 类 逐 项 详细 估算 其 
机 金额 。 
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6. 其 他 说 明 
编制 投资 估算 时 除 要 完成 上 述 表格 编制 和 说 明 外 ,还 应 根据 项 目 特点 ,计算 并 分 析 整 
个 建设 项 目 、 各 单项 工程 和 主要 单位 工程 的 主要 技术 经 济 指标 。 


3.2.3 投资 估算 的 依据 、 要 求 及 步骤 














1. 投资 估算 的 编制 依据 

(1) 国家 、 行 业 和 地 方 政府 的 有 关 规 定 。 

(2) 拟 建 项 目 建设 方案 确定 的 各 项 工程 建设 内 容 。 

(3) 工程 勘察 与 设计 文件 ， 图 示 计 量 或 有 关 专 业 提供 的 主要 工程 量 和 主要 设备 清单 。 

(4) 行业 部 门 ， 项目 所 在 地 工程 造价 管理 机 构 或 行业 协会 等 编制 的 投资 估算 办 法 、 投 
资 估算 指标 、 概 算 指标 (定额 )、 工 程 建设 其 他 费用 定额 (规定 ) 综合 单价 、 价 格 指数 和 有 
关 造 价 文件 等 。 

(5) 类 似 工程 的 各 种 技术 经 济 指标 和 参数 。 

(6) 工程 所 在 地 的 同期 的 人 工 、 材 料 、 设 备 的 市 场 价格 ， 建 筑 、 工 艺 及 附属 设备 的 市 
场 价格 和 有 关 费 用 。 

(7) 政府 有 关 部 门 ， 金 融 机 构 等 部 门 发 布 的 价格 指数 、 利 率 、 汇 率 、 税 率 等 有 关 
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(8) 与 项 目 建设 相关 的 工程 地 质 资料 、 设 计 文 件 、 图 纸 等 。 
(9) 其 他 技术 经 济 资料 ; 
2. 我 国 建设 工程 项 目 投资 估算 的 阶段 划分 与 精度 要 求 
在 我 国 ， 项 目 投资 估算 是 在 做 初步 设计 之 前 的 一 项 工作 。 在 做 初步 设计 之 前 ， 根 据 需 
要 可 邀请 设计 单位 参与 编制 项 目 规划 和 项 目 建 议 书 ， 并 可 委托 设计 单位 承担 项 目的 初步 可 
行 性 研究 、 可 行 性 研究 的 编制 工作 ， 同 时 应 根据 项 目 已 明确 的 技术 经 济 条 件 ， 编 制 和 估算 
出 精确 度 不 同 的 投资 估算 额 。 
我 国 建设 工程 项 目的 投资 估算 分 为 以 下 几 个 阶段 。 
1) 项 目 规划 阶段 的 投资 估算 
建设 工程 项 目 规划 阶段 是 指 有 关 部 门 根据 国民 经 济 发 展 规划 、 地 区 发 展 规划 和 行业 发 
展 规划 的 要 求 编制 一 个 项 目的 建设 规划 。 此 阶段 是 按 项 目 规划 的 要 求 和 内 容 ， 粗 略 地 估算 
项 目 所 需要 的 投资 额 ， 投 资 估算 允许 误差 为 士 30% 。 
2) 项 目 建议 书 阶段 的 投资 估算 
在 项 目 建议 书 阶 段 ， 按 项 目 建议 书 中 的 产品 方案 、 项 目 建设 规模 、 产 品 主要 生产 工 
艺 、 企 业 车 间 组 成 、 初 选 建 厂 地 点 等 估算 项 目 所 需要 的 投资 额 。 其 对 投资 估算 精度 的 要 求 
为 误差 控制 在 士 30% 以 内 。 此 阶段 项 目 投资 估算 是 为 了 判断 一 个 项 目 是 否 需 要 进行 下 一 阶 
段 的 工作 。 
3) 初步 可 行 性 研究 阶段 的 投资 估算 
初步 可 行 性 研究 阶段 ， 是 在 掌握 了 更 详细 、 更 深入 的 资料 的 条 件 下 ,估算 项 目 所 需 的 
投资 额 ， 其 对 投资 估算 精度 的 要 求 为 误差 控制 在 士 20% 以 内 。 此 阶段 项 目 投资 估算 是 为 了 
确定 是 否 进行 详细 可 行 性 研究 。 




















WHY T8 


4) 详细 可 行 性 研究 阶段 的 投资 估算 
详细 可 行 性 研究 阶段 的 投资 估算 至 关 重 要 ， 因 为 这 个 阶段 的 投资 估算 经 审查 批准 之 
后 ， 便 是 工程 设计 任务 书 中 规定 的 项 目 投资 限额 ， 并 可 据 此 列 和 项目 年 度 基 本 建设 计划 。 
其 对 投资 估算 精度 的 要 求 为 误差 控制 在 士 10% 以 内 。 
上 述 内 容 的 总 结 见 表 3 1。 
表 3- 1 投资 估算 阶段 划分 及 其 对 比 表 



































工作 阶段 工作 性 质 “| 投资 估算 方法 ee 投资 估算 作用 
了 | 鉴别 投资 方向 
投资 机 会 研究 或 生产 能 力 指数 法 
项 目 建议 书 阶段 | 项目 设 想 | 资金 周 转 率 法 。 | 30% | 好 找 投资 机 会 提出 项 目 投 
吉 资 建议 
用 
目 0 广泛 分 析 ， 饰 选 方案 
站 | 初步 可 行 性 研究 | 项目 初 迹 “| 此 并 素数 六 二 20%、| 确定 项 目 初步 可 行 
隐 Es 确定 专题 研究 课题 
级 
多 方案 比较 ， 提 出 结论 性 
详细 可 行 性 研究 | 。 项目 拟 定 “| 模拟 概算 法 十 10% | 建议 , 确定 项 目 投资 的 可 
行 性 
OLE me 





在 国外 ， 如 英 、 美 等 国 ? 一 个 建设 工程 项 目 从 开发 设想 直至 施工 图 设计 ， 这 期 间 各 个 
阶段 的 项 目 投资 的 预计 额 均 称 估算 ， 只 是 各 阶段 的 设计 深度 不 同 ， 技 术 条 件 不 同 ， 因 此 对 
投资 估算 的 准确 度 要 求 不 同 。 英 、 美 等 国 把 建设 工程 项 目的 投资 估算 分 为 以 下 5 个 阶段 。 

第 一 阶段 ， 项 目的 投资 设想 阶段 ， 在 尚 无 工艺 流程 图 、 平 面 布 置 图 ， 也 未 进行 设备 分 
析 的 情况 下 ,投资 估算 的 误差 大 于 士 30% 。 

第 二 阶段 ， 项 目的 投资 机 会 研究 阶段 ， 此 时 应 有 初步 的 工艺 流程 图 、 主 要 生产 设备 的 
生产 能 力 及 项 目 建设 的 地 理 位 置 等 资料 ， 其 对 投资 估算 精度 的 要 求 为 误差 控制 在 士 30% 
以 内 。 

第 三 阶段 ， 项 目的 初步 可 行 性 研究 阶段 ， 此 时 已 具有 设备 规格 表 、 主 要 设备 的 生产 能 
力 和 尺寸 、 项 目的 总 平面 布置 、 各 建筑 物 的 大 致 尺寸 、 公 用 设施 的 初步 位 置 等 资料 ， 其 对 
投资 估算 精度 的 要 求 为 误差 控制 在 士 20 昕 以 内 。 

第 四 阶段 ， 项 目的 详细 可 行 性 研究 阶段 ， 此 时 项 目的 细节 已 经 清楚 ， 并 已 经 进行 了 建 
筑 材 料 、 设 备 的 询 价 ， 其 对 投资 估算 精度 的 要 求 为 误差 控制 在 士 10%6 以 内 。 

第 五 阶段 ， 项 目的 设计 阶段 ， 此 时 应 具有 项 目的 全 部 设计 图 纸 、 详 细 的 技术 说 明 、 材 
清单 、 工 程 现场 勘察 资料 等 ， 其 对 投资 估算 精度 的 要 求 为 误差 控制 在 士 5 以 内 。 
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3. 投资 估算 的 编制 步骤 

根据 投资 估算 的 不 同 阶段 ， 主 要 包括 项 目 建 议 书 阶 段 及 可 行 性 研究 阶段 的 投资 估算 。 
可 行 性 研究 阶段 的 投资 估算 编制 一 般 包 含 静态 投资 部 分 、 动 态 投资 部 分 与 流动 资金 估算 三 
部 分 ， 其 编制 步 又 如 图 3. 1 所 示 。 
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投资 估算 编制 工作 原理 
编制 项 目 总 图 构思 和 描述 报告 
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建设 项 目 总 投资 


图 3.1 建设 工程 项 目 投资 估算 编制 步骤 


(1) 分 别 估 算 各 单项 工程 所 需 建筑 工程 费 、 设 备 及 ] 
总 各 单项 工程 费用 的 基础 上 ,估算 工程 建设 其 他 费 
资 部 分 的 估算 。 























和 基本 预备 费 ， 


[器 具 购 置 费 、 安 装 工程 费 ， 在 汇 
完成 工程 项 目 静 态 投 





(2) 在 静态 投资 部 分 的 基础 上 ， 估 算 涨 价 预备 费 和 于 
资 部 分 的 估算 。 

(3) 估算 流动 资金 。 

(4) 估算 建设 项 目 总 投资 。 
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3.2.4 静态 投资 部 分 的 估算 方法 


1. 项 目 规划 和 建议 书 阶段 投资 估算 方法 


1) 单位 生产 能 力 估算 法 
该 方法 是 根据 已 建成 的 、 性 质 类 似 的 建设 项 目的 单位 生产 能 力 投资 乘 以 建设 规模 ， 即 
得 到 拟 建 项 目的 静态 投资 额 的 方法 ， 其 计算 公式 为 
C=( 显 )ouy (3.1) 
式 中 : CI 已 建 类 似 项 目的 静态 投资 额 ; 
C0 一 一 拟 建 项 目 静态 投资 额 ; 
Q 一 一 已 建 类 似 项 目的 生产 能 力 ; 
一 一 拟 建 项 目的 生产 能 力 ; 
/一 一 不 同时 期 、 不 同 地 点 的 定额 、 单 价 、 费 用 变更 等 的 综合 调整 系数 。 
这 种 方法 将 项 目的 建设 投资 与 其 生产 能 力 的 关系 视 为 简单 的 线性 关系 ,估算 简便 迅 
速 。 而 事实 上 单位 生产 能 力 的 投资 会 随 生 产 规模 的 增加 而 减少 ， 因 此 ， 这 种 方法 一 般 只 适 
用 于 与 已 建 项 目 在 规模 和 时 间 上 相近 的 拟 建 项 目 ; 一 般 两 者 间 的 生产 能 力 比 值 为 0.2 一 2。 
另外 ， 由 于 在 实际 工作 中 不 易 找到 与 拟 建 项 目 完全 类 似 的 项 目 ， 通 常 是 把 项 目 按 其 构 
成 的 车 间 、 设 施 和 装置 进行 分 解 ， 分 别 套用 类 似 车 间 、 设 施 和 装置 的 单位 生产 能 力 投资 指 
标 计算 ,然后 加 总 求 得 项 目 总 投资 或 根据 拟 建 项 目的 规模 和 建设 条 件 ， 将 投资 进行 适当 
调整 后 估算 项 目的 投资 额 。 


A 


某 地 区 2014 年 拟 建 污水 处 理 能 力 为 15 万 立方 米 /日 的 污水 处 理 厂 一 座 。 根 据 调查 ， 该 地 区 2012 年 建 
设 污水 处 理 能 力 10 万 立方 米 /日 的 污水 处 理 厂 的 投资 为 20 000 万 元 。 拟 建 污水 处 理 厂 的 工程 条 件 与 
2012 年 已 建 项 目 类 似 。 调 整 系数 为 1.5。 估 算 该 项 目的 建设 投资 。 

解 : 拟 建 项 目的 建设 投资 一 (20 000/10)X15X1. 5 一 45 000( 万 元 ) 
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单位 生产 能 力 估算 法 估算 误差 较 大 ， 可 达 士 30%。 此 法 只 能 是 粗略 地 快速 估算 ， 由 于 
误差 大 ， 应 用 该 估算 法 时 需要 小 心 ， 注 意 以 下 几 点 。 

(1) 地 方 性 。 建 设 地 点 不 同 ， 地 方 性 差异 主要 表现 为 : 两 地 经 济 情况 不 同 ; 土壤 、 地 
质 、 水 文 情况 不 同 ; 气候 、 自 然 条 件 的 差异 ; 材料 、 设 备 的 来 源 、 运 输 状况 不 同等 。 

(2) 配套 性 。 一 个 工程 项 目 或 装置 ， 均 有 许多 配套 装置 和 设施 ， 也 可 能 产生 差异 
如 : 公用 工程 、 辅 助 工程 、 厂 外 工程 和 生活 福利 工程 等 ， 这 些 工程 随地 方差 异 和 工程 规模 
的 变化 均 各 不 相同 ， 它 们 并 不 与 主体 工程 的 变化 呈 线 性 关系 。 

(3) 时 间 性 。 工 程 建设 项 目的 兴建 ， 不 一 定 是 在 同一 时 间 建 设 ， 时 间 差 异 或 多 或 少 存 
在 ， 在 这 段 时 间 内 可 能 在 技术 、 标 准 、 价 格 等 方面 发 生变 化 。 


nn 
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2) 生产 能 力 指数 法 

该 方法 是 利用 已 知 建成 项 目的 投资 额 或 其 设备 的 投资 额 ， 估 算 同 类 型 但 生产 能 力 不 同 
的 两 个 项 目的 投资 额 或 其 设备 投资 额 的 方法 ， 其 计算 公式 为 


G=cGx( 旦 ) x7 (3.2) 





式 中 : z+ 一 一 生产 能 力 指数 。 

式 (3.2) 表 明 ， 造 价 与 规模 (或 容量 ) 呈 非 线 性 关系 ， 且 单位 造价 随 工 程 规模 (或 容量 ) 
的 增 大 而 减 小。 在 通常 情况 下 ,0 二 zx 壹 1， 不 同 生产 率 水 平 的 国家 和 不 同性 质 的 项 目 中 ,zx 
的 取 值 是 不 相同 的 。 

车 已 建 类 似 项 目的 生产 规模 与 拟 建 项 目 生产 规模 相差 不 大 ，Q 与 Q, 的 比值 0.5 一 2， 
则 指数 z 的 取 值 近似 为 1。 

当 已 建 类 似 项 目的 生产 规模 与 拟 建 项 目 生产 规模 相差 不 大 于 .50 倍 ， 且 拟 建 项 目 生产 
规模 的 扩大 仅 靠 增 大 设备 规模 来 达到 时 ， 则 z 的 取 值 为 0.6 一 0.7; 当 靠 增加 相同 规格 设 
备 的 数量 达到 时 ，z 的 取 值 为 0. 8 一 0.9。 

3) 系数 估算 法 

系数 估算 法 也 称 为 因子 估算 法 ， 它 是 以 拟 建 项 目的 主体 工程 费 或 主要 设备 费 为 基数 ， 
以 其 他 工程 费 与 主体 工程 费 或 设备 费 的 百分比 为 系数 估算 拟 建 项 目 静 态 投资 的 方法 。 在 我 
国 国内 常用 的 方法 有 设备 系数 法 和 主体 专业 系数 法 ， 世 界 银 行 项 目 投资 估算 常用 的 方法 是 
朗 格 系数 法 。 

(1) 设备 系数 法 。 设备 系数 法 是 指 以 拟 建 项 目的 设备 费 为 基数 ， 根 据 已 建成 的 同类 项 
目的 建筑 安装 费 和 其 他 工程 费 等 与 设备 价值 的 百分比 求 出 拟 建 项 目 建筑 安装 工程 费 和 其 
他 工程 费 ， 进 而 求 出 建设 项 目的 静态 投资 ， 其 计算 公式 为 

C= E(l+ frPS+ Pst+…)+I (3.3) 
式 中 ，C 一 一 拟 建 项 目的 静态 投资 ， 
下 一 一 拟 建 项 目 根据 当时 当地 价格 计算 的 设备 费 ; 
忆 、 己 … 一 一 已 建 项 目 中 建筑 安装 工程 费 及 其 他 工程 费 等 与 设备 费 的 比例 ; 
万、 太 … 一 一 由 于 时 间 地 点 因素 引起 的 定额 、 价 格 、 费 用 标准 等 变化 的 综合 调整 
系数 ; 
1 一 一 拟 建 项 目的 其 他 费用 。 














YS 应 有 周 察 例 3-2 


人 A 企业 于 2014 年 投资 生产 某 产品 ， 该 产品 设计 生产 能 力 为 年 产 200 万 吨 ， 现 获得 BB 企业 2012 年 
生产 同类 产品 的 相关 资料 ， 年 产量 为 160 万 吨 。B 企业 设备 费 为 120 000 万 元 ， 建 筑 工程 费 40 000 万 
元 ， 安 装 工程 费 20 000 万 元 ,工程 建设 其 他 费 12 000 万 元 。 若 拟 建 项 目的 其 他 费 为 15 000 万 元 ， 考 
虑 因 2012 年 至 2014 年 时 间 因素 导致 对 设备 费 、 建 筑 工程 费 、 安 装 工程 费 、 工 程 建设 其 他 费 的 综合 
调整 系数 分 别 为 1.1、1.2、1.2、1.1， 生 产能 力 指数 为 0.6， 试 估算 拟 建 项 目的 静态 投资 

解 : (1) 求 拟 建 项 目 建筑 工程 费 、 安 装 工程 费 、 工 程 建设 其 他 费 占 设 备 费 的 百分比 。 

建筑 工程 费 : 40 000/120 000 一 0. 33， 安 装 工 程 费 : 20 000/120 000 一 0. 17 

工程 建设 其 他 费 : 12 000/120 000 一 0.1 
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(2) 估算 拟 建 项 目的 静态 投资 为 
C=E(l+tfiPitfPt+*…)+I 


=120 000X (3 下) X(1.1+1.2X0.33 十 1.2X0.17 十 1.1X0.1) 十 15 000 


一 263 316. 64( 万 元 ) 


(2) 主体 专业 系数 法 。 主 体 专业 系数 法 是 指 以 拟 建 项 目 中 投资 比重 较 大 ， 并 与 生产 能 
力 直接 相关 的 工艺 设备 投资 为 基数 ， 根 据 已 建 同类 项 目的 有 关 统 计 资 料 ， 计 算出 拟 建 项 目 
各 专业 工程 (总 图 、 土 建 、 采 暧 、 给 排水 、 管 道 、 电 气 、 自 控 等 ) 与 工艺 设备 投资 的 百 分 
比 ， 据 此 求 出 拟 建 项 目 各 专业 投资 ， 然 后 加 总 即 为 拟 建 项 目的 静态 投资 ， 其 计算 公式 为 

C=E(L 十 万 P 十 户 P: 十 …) 十 工 (3.4) 

式 中 ， Pi、Ps… 一 一 已 建 项 目 中 各 专业 工程 费用 与 工艺 设备 投资 的 比重 。 

(3) 朗 格 系数 法 。 这 种 方法 以 设备 费 为 基数 ， 乘 以 适当 系数 来 推算 项 目的 静态 投资 。 
这 种 方法 在 国内 不 常见 ， 是 世界 银行 项 目 投资 估算 常 采用 的 方法 。 该 方法 的 基本 原理 是 将 
项 目 总 成 本 费用 中 的 直接 成 本 和 间接 成 本 分 别 计算 和 青 合 为 项 目的 静态 投资 ,其 计算 公 
式 为 
































C= E(12) RVK. (3.5) 
式 中 : K, 一 一 管线 、 仪 表 、 建 筑 物 等 项 费用 的 估算 系数 ; 
K, 一 一 管理 费 、 合 同 费 、 应 急 费 等 间接 费 项 目 费用 的 总 估算 系数 。 
静态 投资 与 设备 费 之 比 为 朗 格 系数 KL， 即 
KL = (1 十 > KOK: (3.6) 
朗 格 系数 包含 的 内 容 见 表 3- 2。 
表 3-2 朗 格 系数 包含 的 内 容 


























目 固体 流 固 流 流程 流体 流程 
朗 格 系数 Ki 8 3.63 4.74 
人 绝热 、 油 EX1.43 
内 容 | ?包括 上 述 在 内 和 配 管 工程 费 (a)X1.1 (a)X1.25 (a)X1.6 
(c) 装 置 直接 费 (b)X1.5 
(d) 包 括 上 述 在 内 和 间接 费 (OX1.31 (c)X1.35 (ec)X1.38 








~ ， 


某 投资 者 在 某 地 投资 兴建 电子 计算 机 生产 企业 ， 已 知 该 企业 设备 到 达 工 地 的 费用 为 230 000 万 
元 ， 试 估算 该 企业 的 静态 投资 。 

解 : 电子 计算 机 企业 生产 流程 为 固体 流程 。 

(1) 基础 、 绝 热 、 油 漆 及 设备 安装 费 : 230 000X1. 43 一 230 000 一 98 900( 万 元 ) 

(2) 配 管 工程 费 ; 230 000X1.43X1.1 一 230 000 一 98 900 一 32 890( 万 元 ) 

(3) 装置 直接 费 : 230 000X1.43X1.1X1.5 一 542 685( 万 元 ) 
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(4) 间接 费 : 230 000X1.43X1.1X1.5X1. 31 一 542 685 一 168 232. 35( 万 元 ) 
(5) 静态 投资 : 230 000X1.43X1.1X1.5X1.31 一 710 917. 35( 万 元 ) 


4) 比例 估算 法 

比例 估算 法 是 根据 已 知 的 同类 建设 项 目 主要 生产 工艺 设备 占 整 个 建设 项 目的 投资 比 
例 ， 先 逐 项 估算 出 拟 建 项 目 主要 生产 工艺 设备 投资 ， 再 按 比例 估算 拟 建 项 目的 静态 投资 的 
方法 ， 其 计算 公式 为 











三 下 过 
I= ROP (3.7) 


式 中 :1 一 一 拟 建 项 目的 静态 投资 ; 
KK 一 一 已 建 项 目 主要 设备 投资 占 已 建 项 目 投资 的 比例 ; 
nn 一 一 设备 种 类 数 ; 
Q 一 一 第 ;种 设备 的 数量 ; 
P 一 一 第 i 种 设备 的 单价 (到 厂价 格 )。 

比例 估算 法 主要 应 用 于 设计 深度 不 足 ， 拟 建 建设 项 目 与 类 似 建设 项 目的 主要 生产 工艺 
设备 投资 比重 较 大 ， 行 业内 相关 系数 等 基础 资料 完备 的 情况 。 

5) 混合 法 

混合 法 是 根据 主体 专业 设计 的 阶段 和 深度 ,投资 估算 编制 者 所 掌握 的 国家 及 地 区 、 行 
业 或 部 门 相关 投 资 估 算 基础 资料 和 数据 以 及 其 他 统计 和 积累 的 、 可 靠 的 相关 造价 基础 资 
料 ， 对 一 个 拟 建 建设 项 目 采用 生产 能 力 指数 法 与 比例 估算 法 或 系数 估算 法 与 比例 估算 法 混 
合 估算 其 相关 投资 额 的 方法 : 

2. 可 行 性 研究 阶段 投资 估算 方法 

可 行 性 研究 阶段 建设 项 目 投资 估算 原则 主 应 采用 指标 估算 法 。 指 标 估算 法 是 指 依据 投 
资 估算 指标 。 对 各 单位 工程 或 单项 工程 费用 进行 估算 ， 进 而 估算 建设 项 目 总 投资 的 方法 。 
首先 把 拟 建 建设 项 目 以 单项 工程 或 单位 工程 ， 按 建设 内 容 纵向 划分 为 各 个 主要 生产 设施 、 
辅助 及 公用 设施 、 行 政 及 福利 设施 以 及 各 项 其 他 基本 建设 费用 ， 按 费用 性 质 横向 划分 为 建 
筑 工程 、 设 备 及 工 器 具 购置 、 安 装 工程 等 费用 ;， 然后， 根据 各 种 具体 的 投资 估算 指标 ， 进 
行 各 单位 工程 或 单项 工程 投资 的 估算 ;在 此 基础 上 汇集 编制 成 拟 建 建设 项 目的 各 个 单项 工 
程 费用 和 拟 建 项 目的 工程 费用 投资 估算 ; 再 按 相关 规定 估算 工程 建设 其 他 费 、 基 本 预备 费 
等 ， 形 成 拟 建 建设 项 目 静态 投资 。 

1) 建筑 工程 费 的 估算 

建筑 工程 费 投资 估算 一 般 采 用 以 下 方法 。 

(1) 单位 建筑 工程 投资 估算 法 。 单 位 建筑 工程 投资 估算 法 是 指 以 单位 建筑 工程 量 的 投 
资 乘 以 建筑 工程 总 量 计算 。 一 般 工业 与 民用 建筑 以 单位 建筑 面积 (mi ) 的 投资 ， 工 业 窖 炉 砌 
筑 以 单位 面积 (mx ) 的 投资 ,水库 以 水 坝 单 位 长 度 (m) 的 投资 ， 铁 路 路 基 以 单位 长 度 (km) 
的 投资 ， 矿 山 掘进 以 单位 长 度 (m) 的 投资 ， 乘 以 相应 的 建筑 工程 总 量 计算 建筑 工程 费 。 

(2) 单位 实物 工程 量 投资 估算 法 。 单 位 实物 工程 量 投资 估算 法 ， 以 单位 实物 工程 量 的 
投资 乘 以 实物 工程 总 量 计 算 。 土 石 方 工程 按 每 立方 米 投资 ， 矿 井 巷 道 衬砌 工程 按 每 延长 米 
数 投资 ， 路 面 铺设 工程 按 每 平方 米 投资 ， 乘 以 相应 的 实物 工程 总 量 计算 建筑 工程 费 。 

(3) 概算 指标 投资 估算 法 。 对 于 没有 上 述 估算 指标 且 建 筑 工 程 费 占 总 投资 比例 较 大 的 
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项 目 ， 可 采用 概算 指标 估算 法 。 采 用 这 种 估算 法 ， 应 占有 较为 详细 的 工程 资料 、 建 筑 材 料 
价格 和 工程 费用 指标 ,投入 的 时 间 和 工作 量 较 大 。 具 体 估算 方法 见 有 关 专 业 机 构 发 布 的 概 
算 编制 办 法 。 

2) 设备 及 工 器 具 购置 费 估算 

分 别 估 算 各 单项 工程 的 设备 和 工 器 具 购 置 费 ， 需 要 主要 设备 的 数量 、 出 厂价 格 和 相关 
运 杂费 资料 。 一 般 运 杂费 可 按 设备 价格 的 百分比 估算 ， 进 口 设备 要 注意 按照 有 关 规 定 和 项 
目 实际 情况 估算 进口 环节 的 有 关税 费 ， 并 注 明 需 要 的 外 汇 额 。 主 要 设备 以 外 的 零星 设备 费 
可 按 占 主 要 设备 费 的 比例 估算 ， 工 器 具 购 置 费 一 般 也 按 占 主要 设备 费 的 比例 估算 。 

3) 安装 工程 费 估算 

需要 安装 的 设备 应 估算 安装 工程 费 ， 包括 各 种 机 电 设备 装配 和 安装 工程 费用 ， 与 设备 
相连 的 工作 台 、 梯 子 及 其 装 设 工程 费用 ， 附 属于 被 安装 设备 的 管线 敷设 工程 费用 ， 安 装 设 
备 的 绝缘 、 保 温 、 防 腐 等 工程 费用 ， 单 体 试 运转 和 联动 无 负荷 试 运转 费用 等 。 

安装 工程 费 通常 按 行业 或 专门 机 构 发 布 的 安装 工程 定额 、 取 费 标准 和 指标 估算 投资 。 
具体 计算 可 按 安装 费 率 、 每 吨 设备 安装 费 或 者 每 单位 安装 王 程 实物 量 的 费用 估算 ， 即 



































安装 工程 费 == 设 备 原价 头 安装 费 率 (3. 8) 
安装 工程 费 一 设备 吨位 关 每 吨 设备 安装 费 (3.9) 
安装 工程 费 = 安 装 工 程 实物 量 关 安装 费用 指标 (3. 10) 


4) 工程 建设 其 他 费用 估算 

其 他 费用 种 类 较 多 ， 无论 采取 何 种 投资 估算 分 类 ,一般 其 他 费用 都 需要 按照 国家 、 地 
方 或 部 门 的 有 关 规 定 逐 项 估算 。 要 注意 随 着 地 区 和 项 目 性 质 的 不 同 ， 费 用 科目 可 能 会 有 所 
不 同 。 在 项 目的 初期 阶段 ， 也 可 按照 工程 费用 的 百分数 综合 估算 。 

5) 基本 预备 费 估算 

基本 预备 费 以 工程 费用 、 第 二 部 分 其 他 费用 之 和 为 基数 乘 以 适当 的 基本 预备 费 率 ( 百 
分 数 ) 估 算 。 预 备 费 率 的 取 值 一 般 按 行业 规定 ,并 结合 估算 深度 确定 ， 通常 对 外 汇 和 人 民 
币 分 别 取 不 同 的 预备 费 率 。 

使 用 指标 估算 法 应 根据 不 同 地 区 、 年 代 、 条 件 等 进行 调整 。 因 为 地 区 、 年 代 不 同 ， 设 
备 与 材料 的 价格 均 有 差异 ， 调 整 方法 可 以 以 主要 材料 消耗 量 或 “工程 量 ” 为 计算 依据 ， 也 
可 以 按 不 同 的 工程 项 目的 “万 元 工料 消耗 定额 ”而 确定 不 同 的 系数 。 如 果 有 关 部 门 已 颁布 
了 有 关 定 额 或 材料 价差 系数 (物价 指数 )， 也 可 以 据 其 调整 。 

使 用 估算 指标 法 进行 投资 估算 决 不 能 生 搬 硬 套 ， 必 须 对 工艺 流程 、 定 额 、 主 要 材料 价 
格 及 费用 标准 进行 分 析 ， 经 过 实际 的 调整 与 换算 后 才能 提高 其 精确 度 。 


3.2.5 动态 投资 部 分 的 估算 方法 

动态 投资 部 分 包括 涨 价 预备 费 和 建设 期 利息 两 部 分 。 动 态 部 分 的 估算 应 以 基准 年 静态 
投资 的 资金 使 用 计划 为 基础 来 计算 ， 而 不 是 以 编制 的 年 静态 投资 为 基础 计算 。 

1. 涨 价 预备 费 


涨 价 预 备 费 计算 详 见 第 1 章 相关 内 容 。 除 此 之 外 ， 如 果 是 涉外 项 目 ， 还 应 该 计算 汇率 
的 影响 。 汇 率 是 两 种 不 同 货币 之 间 的 兑换 比率 ,汇率 的 变化 意味 着 一 种 货币 相对 于 另 一 种 
货币 的 升值 或 贬值 。 在 我 国 ， 人 民 币 与 外 币 之 间 的 汇率 采取 以 人 民 币 表示 外 币 价格 的 形式 
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给 出 ， 如 1 美元 一 6. 5 元 人 民 币 。 由 于 涉外 项 目的 投资 中 包含 人 民 币 以 外 的 币 种 ， 需 要 按 
照相 应 的 汇率 把 外 币 投资 额 换算 为 人 民 币 投资 额 ， 所 以 汇率 变化 就 会 对 涉外 项 目的 投资 括 
产生 影响 。 

01) 外 币 对 人 民 币 升值 。 项 目 从 国外 市 场 购买 设备 材料 所 支付 的 外 币 金额 不 变 ， 但 换 
算 成 人 民 币 的 金额 增加 ;从 国外 借款 ， 本 息 所 支付 的 外 币 金额 不 变 ， 但 换算 成 人 民 币 的 多 
额 增加 。 

(2) 外 币 对 人 民 币 贬 值 。 项 目 从 国外 市 场 购买 设备 材料 所 支付 的 外 币 金额 不 变 ， 但 换 
算 成 人 民 币 的 金额 减少 ， 从 国外 借款 ， 本 息 所 支付 的 外 币 金额 不 变 ， 但 换算 成 人 民 币 的 金 
额 减少 。 

估计 汇率 变化 对 建设 项 目 投资 的 影响 ， 是 通过 预测 汇率 在 项 目 建设 期 内 的 变动 程度 ， 
以 估算 年 份 的 投资 额 为 基数 ， 相 乘 计算 求 得 。 

2. 建设 期 利息 

建设 期 利息 包括 银行 借款 和 其 他 债务 资金 的 利息 以 及 其 他 融资 费用 。 其 他 融资 费用 是 
指 某 些 债务 融资 中 发 生 的 手续 费 、 承 诺 费 、 管 理 费 信贷 保险 费 等 融资 费用 ， 一 般 情况 下 
应 将 其 单独 计算 并 计 和 建设 期 利息 ， 在 项 目前 期 研究 的 初期 阶段 ， 也 可 作 粗 略 估算 并 计 和 人 
建设 投资 ， 对 于 不 涉及 国外 贷款 的 项 目 ， 在 可 行 性 研究 阶段 ， 也 可 作 粗 略 估算 并 计 入 建设 
投资 

建设 期 利息 的 计算 详 见 第 1 意 相关 内 容 。 

3.2.6 “流动 资金 投资 估算 


流动 资金 是 项 目 投产 之 后 ， 为 进行 正常 生产 运营 而 用 于 支付 工资 、 购 买 原材料 等 的 周 
转 性 资金 。 流 动 资金 估算 一 般 是 参照 现 有 同类 企业 的 状况 采用 分 项 详细 估算 法 ， 个 别 情况 
或 者 小 型 项 目 可 采用 扩大 指标 估算 法 。 

1. 分 项 详细 估算 法 

流动 资金 的 显著 特点 是 在 生产 过 程 中 不 断 周 转 ， 其 周转 额 的 大 小 与 生产 规模 及 周转 速 
度 直接 相关 。 分 项 详细 估算 法 是 根据 项 目的 流动 资产 和 流动 负债 ， 估 算 项 目 所 占用 流动 资 
金 的 方法 。 其 中 ,流动 资产 的 构成 要 素 一 般 包括 存货 、 库 存 现金 、 应 收 账 款 和 预付 账 款 ; 
流动 负债 的 构成 要 素 一 般 包 括 应 付 账 款 和 预收 账 款 。 流 动 资金 等 于 流动 资产 和 流动 负债 的 
差额 ,计算 公式 为 

































































流动 资金 一 流动 资产 一 流动 负债 (3.11) 

流动 资产 三 应 收 账 款 十 预付 账 款 十 存货 十 库存 现金 (3. 12) 

流动 负债 一 应 付 账 款 十 预收 账 款 (3.13) 

流动 资金 本 年 增加 额 一 本 年 流动 资金 一 上 年 流动 资金 (3.14) 
进行 流动 资金 估算 时 ,首先 计算 各 类 流动 资产 和 流动 负债 的 年 周转 次 数 ， 然 后 再 分 项 


估算 占用 资金 额 。 
(1) 周转 次 数 。 周 转 次 数 是 指 流动 资金 的 各 个 构成 项 目 在 一 年 内 完成 多 少 个 生产 过 

程 ， 可 用 1 年 的 天 数 (通常 按 360 天 计算 ) 除 以 流动 资金 的 最 低 周 转 天 数 计算 ， 则 各 项 流动 

资金 年 平均 占用 额度 为 流动 资金 的 年 周转 额度 除 以 流动 资金 的 年 周转 次 数 ， 即 
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周转 次 数 二 360/ 流 动 资金 最 低 周 转 天 数 Cals 


各 类 流动 资产 和 流动 负债 的 最 低 周 转 天 数 ， 可 参照 同类 企业 的 平均 周转 天 数 并 结合 项 
目 特点 确定 ， 或 按 部 门 (行业 ) 的 规定 。 另 外 ， 在 确定 最 低 周转 天 数 时 应 考虑 储存 天 数 、 在 
途 天 数 ， 并 考虑 适当 的 保险 系数 。 
(2) 应 收 账 款 。 应 收 账 款 是 指 企业 对 外 肉 销 商品 、 提 供 劳务 尚未 收回 的 资金 ， 其 计算 
公式 为 


























应 收 账 款 二 年 经 营 成 本 /应 收 账 款 周转 次 数 (3. 16) 

(3) 预付 账 款 。 预 付 账 款 是 指 企业 为 购买 各 类 材料 、 半 成 品 或 服务 所 预先 支付 的 款 

项 ， 其 计算 公式 为 

预付 账 款 三 外 购 商 品 或 服务 年 费用 金额 /预付 账 款 周转 次 数 (Sl 

(4) 存货 。 存 货 是 指 企业 为 销售 或 者 生产 耗 用 而 储备 的 各 种 物资 ， 主 要 有 原材料 、 畏 

助 材料 、 燃 料 、 低 值 易 耗 品 、 维 修 备件 、 包 装 物 、 商 品 、 在 产品 、 自 制 半 成 品 和 产 成 品 

等 。 为 简化 计算 . 仅 考虑 外 购 原材料 、 燃 料 、 其 他 材料 s 在 产品 和 产 成 品 ， 并 分 项 进行 计 
算 ， 其 计算 公式 为 














存货 一 外 购 原材料 、 燃 料 十 其 他 材料 十 在 产品 十 产 成 品 G3. 18) 
外 购 原材料 、 燃 料 一 年 外 购 原材料 、 燃 料 费 用 /分 项 周转 次 数 。 (3. 19) 
其 他 材料 一 年 其 他 材料 费用 /其 他 材料 周转 次 数 (3. 20) 
在 产品 一 年 外 购 原材料 .燃料 十 年 二 资 及 福利 费 十 年 修理 费 十 年 其 他 制造 费用 
在 产品 周转 次 到 
(3.21) 
产 成 品 二 (年 经 党 成 本 一 年 其 他 营业 费用 )/ 产 成 品 周转 次 数 (3. 22) 


(5) 现金 。 项 目 流动 资金 中 的 现金 是 指 货 币 资金 ， 即 企业 生产 运营 活动 中 停留 于 货币 
形态 的 那 部 分 资金 包括 企业 库存 现金 和 银行 存款 ,计算 公式 为 
现金 一 (年 工资 及 福利 费 十 年 其 他 费用 )/ 现 金 周转 次 数 (3. 23) 


py ;基山 总 用 一 以 上 三 项 费用 中 所 售 的 工资 及 福利 上 费 、 
年 其 他 费用 一 制造 费用 十 管理 费用 十 营业 费用 折旧 费 、 捧 销 费 ”修理 费 











(3. 24) 
(6) 流动 负债 估算 。 流 动 负债 是 指 在 一 年 或 者 超过 一 年 的 一 个 营业 周期 内 ， 需 要 偿还 
的 各 种 债务 ， 包 括 短期 借款 、 应 付 票据 、 应 付 账 款 、 预 收 账 款 、 应 付 工 资 、 应 付 福利 费 、 
应 付 股利 、 应 交 税金 、 其 他 暂 收 应 付款 、 预 提 费 用 和 一 年 内 到 期 的 长 期 借款 等 。 在 可 行 性 

研究 中 ， 流 动 负债 的 估算 可 以 只 考虑 应 付 账 款 和 预收 账 款 两 项 ， 计 算 公 式 为 
应 付 账 款 一 外 购 原 材料 、 燃 料 动力 费 及 其 他 材料 年 费用 /应 付 账 款 周转 次 数 (3. 25) 
预收 账 款 三 预收 的 营业 收入 年 金额 /预收 账 款 周转 次 数 (3. 26) 

2. 扩大 指标 估算 法 


扩大 指标 估算 法 是 根据 现 有 同类 企业 的 实际 资料 ， 求 得 各 种 流动 资金 率 指标 ， 也 可 以 
根据 行业 或 部 门 给 定 的 参考 值 或 经 验 确定 比率 。 将 各 类 流动 资金 率 乘 以 相对 应 的 费用 基数 
来 估算 流动 资金 。 一 般 常 用 的 基数 有 营业 收入 、 经 营 成 本 、 总 成 本 费用 和 建设 投资 等 ， 究 
竟 采 用 何 种 技术 依 行业 习惯 而 定 ， 其 计算 公式 为 

年 流动 资金 额 一 年 费用 基数 X 各 类 流动 资金 率 (3. 27) 
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扩大 指标 估算 法 简便 易 行 ， 但 准确 度 不 高 ， 适 用 于 项 目 建议 书 阶段 的 估算 。 


3.3 ”于 时 欠 





3.3.1 ”财务 评价 的 概述 


1. 财务 评价 的 概念 及 基本 内 容 

所 谓 财务 评价 就 是 根据 国民 经 济 与 社会 发 展 以 及 行业 、 地 区 发 展 规划 的 要 求 ， 在 拟定 
的 工程 建设 方案 、 财 务 效 益 与 费用 估算 的 基础 上 ， 采 用 科学 的 分 析 方法 对 工程 建设 方案 的 
财务 可 行 性 和 经 济 合理 性 进行 分 析 论 证 ， 为 项 目 科学 决策 提供 依据 。 

财务 评价 又 称 财务 分 析 ， 应 在 项 目 财务 效益 与 费用 估算 的 基础 土 进行 。 对 于 经 营 性 项 
目 ， 财 务 分 析 是 从 建设 项 目的 角度 出 发 ,根据 国 家 现行 财政 税收 和 现行 市 场 价格 ， 计 算 
项 目的 投资 费用 、 产 品 成 本 与 产品 销售 收入 、 税 金 等 财务 数据 ， 通 过 编制 财务 分 析 报 表 ， 
计算 财务 指标 ， 分 析 项 目的 盘 利 能 力 、 偿 债 能力 和 财务 生存 能 力 ， 据 此 考察 建设 项 目的 财 
务 可 行 性 和 财务 可 接受 性 ， 明 确 项 目 对 财务 主体 及 投资 者 的 价值 贡献 ， 并 得 出 财务 评价 的 
结论 。 投 资 者 可 根据 项 目 财务 评价 结论 、 项 目 投资 的 财务 状况 和 投资 者 所 承担 的 风险 程度 
决定 是 否 应 该 投资 建设 。 对 于 非 经 营 性 项 目 ， 财 务 分 析 应 主要 分 析 项 目的 财务 生存 能 力 。 

(1) 财务 人 盘 利 能 力 分 析 。 项 目的 列 利 能 力 是 指 分 析 和 测算 建设 项 目 计 算 期 的 型 利 能 力 
和 鳃 利水 平 。 其 主要 分 析 指 标 包括 项 目 投资 财务 内 部 收益 率 和 财务 净 现 值 、 项 目 资金 财务 
内 部 收益 率 、 投 资 回收 期 、 总 投资 收益 率 和 项 目 资本 金 净利 润 率 等 ， 可 根据 项 目的 特点 及 
财务 分 析 的 目的 和 要 求 等 选用 。 

(2) 偿 债 能 力 分 析 。 投资 项 目的 资金 构成 一 般 可 分 为 借入 资金 和 自 有 资金 ， 自 有 资金 
可 长 期 使 用 , “而 借入 资金 必须 按期 偿还 。 项 目的 投资 者 主要 关心 项 目 偿 债 能 力 ， 借 入 资金 
的 所 有 者 一 一 债权 人 则 关心 贷 出 资金 能 否 按期 收回 本 息 。 项 目 偿 债 能 力 分 析 可 在 编制 项 目 
借款 还 本 付 息 计算 表 的 基础 上 进行 。 在 计算 中 ,通常 采用 “有 钱 就 还 ”的 方式 ， 贷 款 利 息 
一 般 做 如 下 约定 : 长 期 借款 的 ， 当 年 贷款 按 半年 计 息 ， 当 年 还 款 按 全 年 计 息 。 

(3) 财务 生存 能 力 分 析 。 财 务 生存 能 力 分 析 是 根据 项 目 财务 计划 现金 流量 表 ， 通 过 考 
察 项 目 计 算 期 内 的 投资 、 融 资 和 经 营 活动 所 产生 的 各 项 现金 流入 和 流出 ， 计 算 净 现金 流量 
和 累计 盘 余 资金 ， 分 析 项 目 是 否 有 足够 的 净 现 金 流量 维持 正常 运营 ， 以 实现 财务 可 持 
续 性 。 


国人 


财务 评价 的 基本 方法 包括 确定 性 评价 方法 与 不 确定 性 评价 方法 两 类 ， 对 同一 个 项 目 必 
须 同 时 进行 确定 性 评价 和 不 确定 性 评价 






























































2. 财务 评价 的 程序 

1) 熟悉 建设 项 目的 基本 情况 

熟悉 建设 项 目的 基本 情况 ， 包 括 投资 目的 、 意 义 、 要 求 、 建 设 条 件 和 投资 环境 ， 做 好 
市 场 调 研 和 预测 以 及 项 目 技术 水 平 研究 和 设计 方案 。 
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2) 收集 、 整 理 和 计算 有 关 技术 经 济 数据 资料 与 参数 

技术 经 济 数据 资料 与 参数 是 进行 项 目 财务 评价 的 基本 依据 ， 所 以 在 进行 财务 评价 之 
前 ， 必 须 先 预 测 和 选 定 有 关 的 技术 经 济 数据 与 参数 。 所 谓 预 测 和 选 定 技术 经 济 数据 与 参数 
就 是 收集 、 估 计 、 预 测 和 选 定 一 系列 技术 经 济 数据 与 参数 ， 主 要 包括 以 下 几 点 。 

(1) 项 目 投入 物 和 产 出 物 的 价格 、 费 率 、 税 率 、 汇 率 、 计 算 期 、 生 产 负荷 以 及 准 收益 
率 等 。 

(2) 项 目 建设 期 间 分 年 度 投 资 支出 额 和 项 目 投资 总 额 。 项 目 投资 包括 建设 投资 和 流动 
资金 需要 量 。 

(3) 项 目 资金 来 源 方式 、 数 额 、 利 率 、 偿 还 时 间 ， 以 及 分 年 还 本 付 息 数 额 。 

(4) 项 目 生产 期 间 的 分 年 产品 成 本 。 

(5) 项 目 生产 期 间 的 分 年 产品 销售 数量 、 营 业 收入 、 营 业 税 金 及 附加 和 营业 利润 及 其 
分 配 数额 。 

3) 编制 基本 财务 报表 

财务 评价 所 需 财务 报表 包括 :各 类 现金 流量 表 ( 包 括 项 目 投资 现金 流量 表 、 项 目 资本 
金 现 金 流 量 表 、 投 资 各 方 现金 流量 表 )、 利 润 与 利润 分 配 表 、 财 务 计划 现金 流量 表 、 资 产 
负债 表 等 。 

4) 计算 与 分 析 财 务 效 益 指标 

财务 效益 指标 包括 反映 项 目 到 利 能 力 和 项 目 偿 债 能 力 的 指标 。 

5) 提出 财务 评价 结论 

将 计算 出 的 有 关 指 标 值 与 国家 有 关 基 准 值 进行 比较 ， 或 与 经 验 标准 、 历 史 标准 、 目 标 
标准 等 加 以 比较 ， 然 后 从 财务 的 角度 提出 项 目 是 否 可 行 的 结论 。 

6) 进行 不 确定 性 分 析 

不 确定 性 分 析 和 包括 剧 亏 平 衡 分 析 和 敏感 性 分 析 两 种 方法 ， 主 要 分 析 项 目 适应 市 场 变化 
的 能 力 和 抗 风 险 的 能 力 。 


3. 3. 2 ”基本 财务 报表 的 编制 











1. 资产 负债 表 

资产 负债 表 是 指 综合 反映 项 目 计算 期 各 年 年 末 资 产 、 负 债 和 所 有 者 权益 的 增 减 变化 以 
及 对 应 关系 的 一 种 报表 。 通 过 计算 资产 负债 率 、 流 动 比率 、 速 动 比率 等 指标 来 分 析 项 目的 
偿 债 能 力 ， 资 产 负债 表 如 表 3- 3 所 示 。 

资产 负债 表 中 ,负债 包括 流动 负债 总 额 、 建 设 投 资 借 款 流动 资金 借款 。 其 中 ,应付 账 
款 指 项 目 建设 和 运营 中 购 进 商品 或 接受 外 界 提供 劳务 、 服 务 而 未 付 的 欠 款 。 流 动 资金 借款 
是 指 从 银行 或 其 他 金融 机 构 借 入 的 短期 贷款 。 建 设 投资 借款 指 项 目 建设 期 用 于 固定 资产 方 
面 的 期 限 在 一 年 以 上 的 银行 借款 、 抵 押 贷 款 和 向 其 他 单位 的 借款 。 
资产 负债 表 分 析 可 以 提供 四 个 方面 的 财务 信息 : 项 目 所 拥有 的 经 济 资源 ， 项 目 所 负担 
的 债务 ， 项 目的 债务 清偿 能 力 以 及 项 目 所 有 者 所 享有 的 权益 。 

2. 利润 与 利润 分 配 表 

利润 表 反 映 项 目 计算 期 内 各 年 的 利润 总 额 、 所 得 税 及 净利 润 的 分 配 情况 ， 是 用 以 计算 
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表 3-3 资产 负债 表 (单位 : 万 元 ) 
计 算 期 
1 2 | | 4 Ne n 








资产 
1.1 | 流动 资产 总 额 
1.1.1 | 货币 资金 
1.1.2 | 应 收 账 款 
1.1.3 | 预付 账 款 
1.1.4 | 存货 
1.1.5 | 其 他 
1.2 | 在 建 工程 
1.3 | 固定 资产 净值 
1.4 | 无 形 及 其 他 资产 净值 
2 负债 及 所 有 者 权益 
2.1 | 流动 负债 总 额 
2.1.1 | 短期 借款 
2.1.2 | 应 付 账 款 
2.1.3 | 预收 账 款 
2.1.4 | 其 他 
2.2 | 建设 投资 借款 
2.3 | 流动 资金 借款 
2.4 | 负债 小 计 (2.1 十 2. 2 十 2. 3) 
2.5 | 所 有 者 权益 
2.5.1 | 资本 金 
2.5.2 | 资本 公 积 
2.5.3 | 累积 盈余 公 积 
2.5.4 | 累积 未 分 配 利润 
计算 指标 :资产 负债 率 /(%) 































































































投资 利润 率 、 投 资 利税 率 、 资 本 金利 润 率 等 指标 的 一 种 报表 ， 利 润 表 如 表 3-4 所 示 。 

表 3-4 中 ,利润 总 额 是 项 目 在 一 定时 期 内 实现 鱼 亏 总 额 。 即 营业 收入 扣除 营业 税金 
及 附加 、 总 成 本 费用 和 补贴 收入 之 后 的 数额 。 

所 得 税 后 利润 的 分 配 按照 下 列 顺序 进行 : 中 提取 法 定 盘 余 公 积 金 ， 加 向 投资 者 分 配 优 
先 股 股利 ; 国 提 取 任 意 熏 余 公积金 ， 图 向 各 投资 方 分 配 利润 ， 即 应 付 普通 股 股利 ，@ 未 分 
配 利润 即 为 可 供 分 配 利润 减 去 以 上 各 项 应 付 利润 后 的 余额 。 
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表 3- 4 利润 与 利润 分 配 表 ( 单 位 : 万 元 ) 














计算 期 
序号 项 目 合计 
1 加 3 4 加 
1 “| 营业 收入 
2 | 营业 税金 及 附加 
3 “| 总 成 本 费用 
4 补贴 收入 





5 利润 总 额 (1 一 2 一 3 十 4) 
6 “| 弥补 以 前 年 度 亏损 

7 “| 应 纳税 所 得 额 (5 一 6) 

8 所 得 税 

9 “| 净利 润 (5 一 8) 

10 “| 期 初 未 分 配 利润 

11 “| 可 供 分 配 利润 (9 十 10) 
12 | 提取 法 定 盘 余 公积金 


可 供 投资 者 分 配 利润 
《11 一 12) 


14 | 应 付 优先 股 股利 
15 “| 提取 任意 盈余 公积金 







































































16 应 付 普通 股 股利 
(13—14715 

17 | 各 投资 方 利润 分 配 

18 | 未 分 配 利润 
(13 一 14 一 15 一 17) 

19 | 息 税 前 利润 (利润 总 额 十 
利息 支出 ) 

20 息 税 折旧 挫 销 前 利润 ( 息 
税 前 利润 十 折旧 十 挫 销 ) 


1) 现金 流量 
现金 流量 是 现金 流入 量 与 现金 流出 量 的 统称 ， 又 叫 现 金 流动 。 它 将 一 个 项 目 作为 一 个 
独立 系统 ， 反 映 项 目 在 计算 期 内 实际 发 生 的 现金 流入 和 现金 流出 活动 情况 及 其 流动 数量 。 
项 目的 现金 流出 量 是 指 在 某 一 时 间 内 发 生 的 能 够 导致 现金 存储 量 减少 的 现金 流动 ， 简 称 现 
金 流出 ; 现金 流 人 是 指 能 够 导致 现金 存储 量 增加 的 现金 流动 ， 简 称 现金 流入 。 
2) 现金 流量 
(1) 项 目 投资 现金 流量 表 。 用 于 计算 项 目 投资 内 部 收益 率 及 净 现 值 等 财务 分 析 指 标 。 
中 ,调整 所 得 税 为 以 息 税 前 利润 为 基数 计算 的 所 得 税 ， 区 别 于 “利润 与 利润 分 配 表 ”、 
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“项 目 资本 金 现金 流量 表 ” 和 “财务 计划 现金 流量 表 ” 中 的 所 得 税 。 项 目 投资 现金 流量 表 











如 表 3- 5 所 示 。 
表 3-5 项 目 投资 现金 流量 表 ( 单 位 : 万 元 ) 
计 算 期 
序号 项 目 合计 
1 2 3 4 号 n 

4 现金 流入 

1.1 | 营业 收入 

1.2 | 补贴 收入 





1.3 | 回收 固定 资产 余 值 





.4 | 回收 流动 资金 














2 | 现金 流出 
2.1 | 建设 投资 
2.2 | 流动 资金 
2.3 | 经 营 成 本 





2.4 | 营业 税金 及 附加 





2.5 | 维持 运营 投资 





所 得 税 前 净 现 金 流量 









































(一 分 
4 累积 所 得 税 前 净 现 金 流量 
5 “| 调整 所 得 税 
6 所 得 税 后 净 现 金 流量 
《3 一 5 
时 累积 所 得 税 后 净 现 金 流 量 
计算 指标 : 


项 目 投资 财务 内 部 收益 率 /(%) (所 得 税 前 ) 
项 目 投资 财务 内 部 收益 率 /(%) (所得税 后 ) 
项 目 投资 财务 净 现 值 (所 得 税 前 )(i. 二 3%) 
项 目 投资 财务 净 现 值 (所 得 税 后 )(i. 一 %) 
项 目 投资 回收 期 /年 (所 得 税 前 ) 

项 目 投资 回收 期 /年 (所 得 税 后 ) 





(2) 项 目 资本 金 现金 流量 表 。 项 目 资本 金 现金 流量 表 是 指 以 投资 者 的 出 资 额 作 为 计算 基 





础 ， 从 项 目 资本 金 的 投资 者 角度 出 发 ， 把 借款 本 金 偿 还 和 利息 支付 作为 现金 流出 ， 用 以 计算 
项 目 资本 金 的 财务 内 部 收益 率 、 财 务 净 现 值 等 技术 经 济 指标 的 一 种 现金 流量 表 。 项 目 资本 金 


包括 


况 ， 

















于 建设 投资 、 建 设 期 利息 和 流动 资金 的 资金 。 项目 资本 金 现金 流量 表 如 表 3- 6 所 示 。 
(3) 投资 各 方 现金 流量 表 。 投 资 各 方 现金 流量 表 反 映 项 目 投资 各 方 现金 流入 流出 情 
用 于 计算 投资 各 方 内 部 收益 率 。 实 分 利润 是 指 投 资 者 由 项 目 获 取 的 利润 ; 资产 处 置 收 























益 分 配 是 指 对 有 明确 合资 期 限 或 合营 期 限 的 项 目 ， 在 期 满 时 对 资产 余 值 按 股 比 或 约定 比例 


的 分 
金 流 
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配 ; 租赁 费 收入 是 指出 资方 将 自己 的 资产 租赁 给 项 目 使 用 所 获得 的 收入 。 投 资 各 方 现 
量 表 如 表 3- 7 所 示 。 


表 3-6 项 目 资本 金 现 金 流量 表 ( 单 位 : 万 元 ) 





现金 流入 











1.1 | 营业 收入 








1.2 | 补贴 收入 








回收 固定 资产 余 值 
回收 流动 资金 















2 “| 现金 流出 








项 目 资本 金 
























借款 本 金 偿还 < 
2.3 “| 借款 利息 支付 < 
2.4 | 经 营 成 本 和 
2.5 | 营业 税金 及 附加 XT 








所 得 税 
2.7 | 维持 运营 投资 





















3 “| 净 现金 流 基 (1 一 2) 























计算 指标 : 





现金 流入 


资本 人 金 财务 内 部 收益 率 /(%) 了 


、 
> 


表 3-7 投资 各 方 现金 流量 表 (单位 ;万 元 ) 
















1.1 | 实 分 利润 








1.2 | 资产 处 管 收益 分 配 








1.3 | 租赁 费 收入 








技术 转让 或 使 用 收入 
其 他 现金 流入 
现金 流出 













2.1 | 实 缴 资本 





2.2 | 租赁 资产 支出 





2.3 | 其 他 现金 流出 








3 “| 净 现金 流量 (1 一 2) 























计算 指标 : 


投资 各 方 财务 内 部 收益 率 /(%) 
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(4) 财务 计划 现金 流量 表 。 财 务 计划 现金 流量 表 是 反映 项 目 计算 期 各 年 的 投资 、 融 资 


及 经 营 活动 的 现金 流入 和 流出 ， 用 于 计算 累积 盘 余 资金 ， 分 析 项 目的 财务 4 


计划 现金 流量 表 如 表 3- 8 所 示 。 
表 3-8 财务 计划 现金 流量 表 ( 单 位 : 万 元 ) 


经 营 活动 净 现金 流量 





E 存 能 力 。 财 务 





现金 流入 





营业 收入 





增值 税 销 项 税额 





补贴 收入 





其 他 流入 





现金 流出 





经 营 成 本 





增值 税 进项 税额 





营业 税金 及 附加 
增值 税 
所 得 税 


| 











其 他 流出 





投资 活动 净 现 信 流 基 





现 全 流入 





现金 流出 





建设 投资 





维持 运营 投资 





流动 资金 





其 他 流出 





筹资 活动 净 现金 流量 





现金 流入 





项 目 资本 金 投 入 





建设 投资 借款 





流动 资金 借款 





债券 
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短期 借款 























序号 项 目 合计 





3.1.6 | 其 他 流入 

3.2 | 现金 流出 

3.2.1 | 各 种 利息 支出 

3. 2.2 | 偿还 债务 本 金 

3.2.3 | 应 付 利 润 (股利 分 配 ) 

3.2.4 | 其 他 流出 
4 “| 净 现金 流量 (1 十 2 十 3) 
5 “| 累积 租 余 资金 


















































3. 3.3 ”资金 时 间 价 值 


资金 时 间 价 值 是 指 资金 随 着 时 间 推移 所 具有 的 增值 能 力 ， 或 者 是 同一 笔 资金 在 不 同 的 
时 间 点 上 所 具有 的 数量 差额 。 资 金 时 间 价 值 是 如 何 产生 的 呢 ? 从 社会 再 生产 角度 来 看 ， 投 
资 者 利用 资金 是 为 了 获取 投资 回报 , 即 让 自己 的 资金 发 生 增值 ， 得 到 投资 报 偿 ， 从 而 产生 
了 “利润 ”从 流通 领域 来 看 ,消费 者 如 果 推 迟 消费 ， 也 就 是 暂时 不 消费 自己 的 资金 ， 而 
把 资金 的 使 用 权 和 暂时 让 出 来 > 得 到 “利息 ”作为 补偿 s 因此， 利润 或 利息 就 成 了 资金 时 间 
价值 的 绝对 表现 形式 。 换 名 话说， 资金 时 间 价值 的 相对 表现 形式 就 成 为 “利润 率 ”或 “ 利 
息 率 "， 即 在 一 定时 期 内 所 付 利润 或 利息 额 与 资金 之 比 ， 简 称 为 “利率 ”。 

1, 利息 的 计算 方法 

1) 单 利 计 息 法 


单 利 计 息 法 是 每 期 的 利息 均 按照 原始 本 金 计算 的 计 息 方式 ， 即 不 论 计 息 期 数 为 多 少 ， 
只 有 本 金 计 息 ， 利 息 不 再 计 利息 ， 计 算 公式 如 下 
i=PXHX (3. 28) 


式 中 : [一 一 利息 总 额 ; 
利率 ; 
P 一 一 现 值 (初始 资金 总 额 ); 
7 一 一 计 息 期 数 。 
个 计 息 期 结束 后 的 本 利和 为 
F=P+ [一 PX(1 十 ITX7) (3. 29) 





i 


式 中 : 一 一 终 值 (本 利和 )。 


BE,, 案例 3-4 


某 建筑 企业 存 入 银行 10 万 元 的 一 笔 资 金 ， 年 利率 为 2.98%， 存款 期 限 为 3 年 ， 按 单 利 计 息 ， 间 
存款 到 期 后 的 利息 和 本 利和 各 为 多 少 ? 如 果 按照 复 利 计 息 或 按 月 计 息 则 结果 会 有 何 种 变化 ? 
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解 : I = 二 P X n Xi 二 10X3X2.98% 二 0. 894( 万 元 ) 
下 一 已 十 工 一 10 十 0. 894 一 10. 894( 万 元 ) 


2) 复 利 计 息 法 





复 利 计 息 法 是 各 期 的 利息 分 别 按照 原始 本 金 与 累计 利息 之 和 计算 的 计 息 方式 ， 即 每 期 
利息 计 人 下 期 的 本 金 ， 下 期 则 按照 上 期 的 本 利和 计 息 ， 计 算 公 式 如 下 

F=PX(1+ i)" (3. 30) 

I=PX [(1+ i)"—1] (3. 31) 


在 应 用 案例 3- 4 中 ， 如 果 选 用 复 利 计 息 ， 则 计算 方法 和 单 利 计 息 的 计算 方法 完全 不 
同 。 计 算 过 程 如 下 。 

解 : F=PX(1 十 i) "二 10X (1 十 2. 98%)? 二 10. 921( 万 元 ) 

I=PX [(1+i)"—1] =F-P=10. 921 一 10==0. 921( 万 元 ) 

2. 实际 利率 和 名 义 利率 

在 复 利 计 息 方法 中 ,一 般 采 用 年 利率 。 当 计 息 周期 以 年 为 单位 ， 则 将 这 种 年 利率 称 为 
实际 利率 ， 当 实际 计 息 周期 小 于 一 年 ， 如 每 月 、 每 季 、 每 半年 计 息 一 次 ， 这 种 年 利率 就 称 
为 名 义 利率 。 设 名 义 利率 为 r， 一 年 内 计 息 次 数 为 元 ， 则 名 义 利率 与 实际 利率 的 换算 公 
式 为 





























i 二 ) -1 (3. 32) 

在 应 用 案例 3- 4 中 ， 如 果 选 用 的 计 息 周期 不 是 1 年 ;也 就 是 说 不 采用 常用 的 年 利率 ， 
而 是 采用 计 息 周期 小 于 一 年 的 月 利率 、 季 度 利率 、 半 年 利率 ， 则 实际 计算 出 的 利息 、 本 利 
和 也 与 完全 采用 年 利率 计算 出 的 不 相同 。 这 就 是 实际 利率 与 名 义 利率 的 计算 结果 差异 。 现 
在 按照 每 月 计 息 一 次 来 进行 计算 , 复 利 计 息 , 计算 结果 如 下 。 

解 : ij 一 (dr/ 训 各 一 1 一 (1 十 2. 98%j12) 一 1==3, 02% 

F=PXA+i)"=10X (1 十 3.02%)* 二 10. 934( 万 元 ) 
I=F 一 P==10. 934 一 10 王 0. 934( 万 元 ) 

3. 复 利 计 息 法 资金 时 间 价 值 的 基本 公式 

资金 时 间 价 值 换算 的 核心 是 复 利 计算 问题 ， 大 体 可 以 分 为 3 种 情况 : 一 是 将 一 笔 总 的 
金额 换算 成 一 笔 总 的 现在 值 或 将 来 值 ; 二 是 将 一 系列 金额 换算 成 一 笔 总 的 现在 值 或 将 来 
值 ;三 是 将 一 笔 总 的 金额 的 现在 值 或 将 来 值 换算 成 一 系列 金额 。 

1) 复 利 终 值 公式 

投资 者 期 初 一 次 性 投入 资金 P， 按 给 定 的 投资 报酬 率 ;， 期 末 一 次 性 回收 资金 下 如 
果 计 息 时限 为 xn, 复 利 计 息 , 终 值 下 为 多 少 ” 即 已 知 P、n、i, 求 下， 计算 公式 如 下 

F=P X (1+ i)" (3. 33) 

式 中 : (1 十 让 "一 一 复 利 终 值 系数 ， 记 为 (F/P, i, n)。 

2) 复 利 现 值 公式 

在 将 来 某 一 时 点 n 需要 一 笔 资 金太， 按 给 定 的 利率 i 复 利 计 息 ， 折 算 至 期 初 ， 则 需要 
一 次 性 存款 或 支付 数额 P 为 多 少 ? 即 已 知 下 、i、n, 求 P。 将 复 利 终 值 公 式 加 以 变形 ,得 
到 复 利 现 值 公式 为 




















人 (3.34) 
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式 中 : (1 十 "一 一 复 利 现 值 系数 , 记 为 (P/F, i, n)。 
把 未 来 时 刻 资金 的 时 间 价 值 换算 为 现在 时 刻 的 价值 ， 称 为 折 现 或 贴现 。 


Bren 


某 企 业 与 某 银行 长 年 存在 贷款 存款 业务 ， 在 资金 积累 阶段 须 以 一 定量 的 存款 作为 今后 经 营 资金 
的 积 黑 ， 而 在 一 定 积累 的 基础 上 则 可 以 向 银行 贷款 来 解决 经 营 资金 的 不 足 问题 ; 贷款 之 后 ， 在 银行 
规定 的 还 款 过 程 中 ， 通 常 采用 分 期 等 额 偿还 的 方式 进行 偿还 。 在 实际 中 ， 企 业 的 投资 有 时 是 一 次 性 
的 ， 称 之 为 期 初 一 次 性 投资 ， 有 时 却 是 分 期 分 批 进行 投资 。 不 同 的 投资 方式 、 还 款 方式 所 得 到 的 数 
据 是 不 一 样 的 。 如 果 该 企业 在 5 年 后 需 一 笔 100 万 元 的 资金 拟 从 银行 中 提取 ， 银 行 存款 年 利 3%， 现 
在 需 存 入 银行 多 少 钱 ? 

解 : P =FX(1 十 i 让-"=100X (1 十 3%) “= 二 86. 3( 万 元 ) 

3) 年 金 复 利 终 值 公式 

在 经 济 评价 中 ， 连 续 在 若干 期 每 期 等 额 支付 的 资金 被 称 为 年 金 。 年 金 复 利 终 值 公式 是 
研究 在 nn 个 计 息 期 内 ， 每 期 期 末 等 额 投入 资金 A 以 年 利率 i 复 利 计 息 ， 最 后 期 末 累 计 起 
来 的 资金 下 到 底 是 多 少 ? 也 就 是 已 知 A、i、 nv 求 玉 ,计算 公式 如 下 

FAXLS+ oH (3. 35) 


式 中 ; [(1 十 ?)" 一 1] /i 一 年 金 终 簿 素数 ， 记 为 (F/A ,二 in)。 

在 应 用 案例 3 - 5 中 ,该 企 业 将 从 银行 贷款 得 来 的 2 千 万 元 资金 每 年 以 500 万 元 投资 
某 项 目 , 已 知 该 项 目的 投资 加 报 率 为 10%， 则 项 目 最 终 可 以 赚 到 多 少 钱 ?此 时 将 投入 的 次 
金 以 及 利息 回报 都 合算 为 一 不 整体 ， 则 计算 结案 如 下 。 

解 : F—AXE+ 1 二 500 沫 (LF10%)! 一 1] 二 0.1 = 2 320.5( 万 元 ) 


4) 偿 债 基金 公式 

为 了 在 年 年 末 能 筹集 一 笔 资 金 来 偿还 借款 下， 按照 年 利率 i 复 利 计 算 ， 从 现在 起 至 
年 每 年 年 末 需 等 额 存储 的 一 笔 资金 A 为 多 少 ? 即 已 知 下 、i、n,， 求 A。 由 年 金 复 利 终 值 
公式 推导 得 出 其 计算 公式 如 下 

















A=FXx (3.36) 


式 中 : i/ [(1 十 让 "一 1] 一 一 偿 债 基金 系数 ， 记 为 (A/F, i, n)。 
在 应 用 案例 3-5 中 ， 该 企业 在 第 5 年 年 末 应 偿还 银行 一 笔 50 万 元 的 债务 ， 年 利率 为 
3%， 因 为 条 件 有 限 ， 与 银行 协商 分 期 分 批 偿还 给 银行 ， 每 年 年 末 将 所 偿还 的 经 过 分 摊 的 
等 额 资金 存 人 银行 ， 则 每 年 年 末 存 人 银行 的 资金 计算 如 下 。 
解 :A 二 FX 一 1] 一 50X3%/[(1 十 3%) 一 雪 = 9.418( 万 元 ) 


5) 资金 回收 公式 
在 年 利率 为 i, 复 利 计 息 的 情况 下 ,为 在 第 年 年 末 将 初始 投资 P 全 部 收回 ， 在 这 ? 
年 内 ， 每 年 年 末 应 等 额 回收 多 少数 额 的 资金 A? 即 已 知 P、i、n, 求人 ,计算 公式 如 下 


到 i(l+i”" ; 
A 一 PXpdi 这 一 本 (3 而 
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式 中 ; i 十 让 "/ [十 说" 一 1] 一 一 资金 回收 系数 ， 记 为 (A/P, i, n)。 
现在 企业 需要 向 银行 贷款 解决 资金 不 足 问题 银行 规定 的 贷款 利率 为 10%。 贷 款 100 
万 ,投资 于 5 年 期 的 某 项 目 ， 每 年 回收 资金 多 少 ? 


解 : A 二 Px Te = 100 x 10% x (+10%)/[0+10%) —1]= 





26. 38( 万 元 ) 

6) 年 金 现 值 公式 

在 nn 年 内 ， 按 年 利率 i 复 利 计算 , 为 了 能 在 今后 每 年 年 末 能 提取 等 额 资金 A， 现 在 必 
须 投资 多 少 ? 即 已 知 A、i、n 的 条 件 下 , 求 PP。 由 资金 回收 公式 推导 得 出 年 金 现 值 公式 
如 下 
P=Ax[Qt0"~—1 (3. 38) 


iT 十 六 
式 中 ; [1 十 让 "一 1] /i (1 十 六 "一 一 年 金 现 值 系 数 ， 记 为 CRAA，Y，7) 。 

现在 该 企业 有 充足 的 资金 投资 某 项 目 ， 和 希望 在 5 年 内 收回 全 部 投资 的 本 利和 ， 预 计 每 
年 获 利 50 万 元 ， 年 利率 为 10%， 那么 ， 如 果 要 知道 目前 已 经 向 银行 贷款 多 少 用 于 本 次 投 
资 ， 就 可 以 按照 下 面 的 方法 进行 计算 。 


解 :P= 二 Ax = 8 疙 Celi+10%)5 一 1]/10% x (1 十 10%)5 = 





189. 54( 万 元 ) 


3. 3.4 ”财务 评价 指标 体系 与 评价 方法 


1. 财务 评价 的 指标 体系 

财务 评价 的 指标 体系 是 最 终 反 映 项 目 财务 可 行 性 的 数据 体系 。 由 于 投资 项 目 投资 目标 
具有 多 样 性 ， 财 务 评价 的 指标 体系 也 不 是 唯一 的 ， 根 据 不 同 的 评价 深度 和 可 获得 资料 的 多 
少 以 及 项 日 本 身 所 处 条 件 的 不 同 可 选用 不 同 的 指标 ,这些 指标 可 以 从 不 同 层次 、 不 同 侧面 
来 反映 项 目的 经 济 效 益 。 

建设 项 目 财务 评价 指标 体系 根据 不 同 的 标准 ， 可 以 作 不 同 的 分 类 形式 ,包括 以 下 
几 种 。 

(1) 根据 是 否 考虑 资金 时 间 价值 、 进 行 贴现 运算 ,可 将 常用 方法 与 指标 分 为 两 类 : 静 
态 分 析 方法 与 指标 和 动态 分 析 方法 与 指标 。 前 者 不 考虑 资金 时 间 价值 、 不 进行 贴现 运算 ， 
后 者 则 考虑 资金 时 间 价 值 、 进 行 贴现 运算 ， 其 财务 评价 指标 体系 图 如 图 3. 2 所 示 。 

(2) 按照 指标 的 经 济 性 质 ， 可 以 分 为 时 间 性 指标 、 价 值 性 指标 、 比 率 性 指标 ， 其 财务 
评价 指标 体系 图 如 图 3. 3 所 示 。 

(3) 按照 指标 所 反映 的 评价 内 容 ， 可 以 分 为 便利 能 力 分 析 指 标 和 偿 债 能 力 分 析 指 标 ， 
其 财务 评价 指标 体系 图 如 图 3. 4 所 示 。 

2. 反映 项 目 盈 利 能 力 的 指标 与 评价 方法 

1) 静态 评价 指标 的 计算 与 分 析 

(1) 总 投资 收益 率 (ROD 。 总 投资 收益 率 是 指 项 目 达 到 设计 生产 能 力 后 的 一 个 正常 生 
产 年 份 的 年 息 税 前 利润 (EBIT) 与 项 目 总 投资 (TD 的 比率 。 对 生产 期 内 各 年 的 利润 总 额 较 
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静态 投资 回收 其 

借款 偿还 期 

偿 债 备 付 率 
静态 分 析 指标 < 利息 备 付 率 

总 投资 收益 率 

资本 人 金 净利 润 率 


资产 负债 率 
项 目 财务 分 析 指 标 财务 比率 (eae 


速 动 比率 


动态 投资 回收 其 入、 
动态 分 析 指标 4 财务 内 部 收益 车 “ 


财务 兆 现 从 “ 
图 3.2 财务 评价 指标 体系 


~ \ 

投资 回收 期 
oni 

、 小 价值 性 指标 一 财务 净 现 但 

『 遇 务 丙 部 县 闪 率 
信贷 备 付 率 
,利息 备 付 率 

总 投资 收益 率 


资本 金 净 利润 率 
财务 比率 


图 3. 3 财务 评价 指标 体系 (二 ) 






N 
时 间 各 指标 
KAN 





财务 内 部 收益 率 
财务 净 现 值 

从 4 投资 回收 期 
总 投资 收益 举 
资本 金 净 利润 率 

财务 分 析 指标 


借款 偿还 其 

偿 债 能力 」 偿 债 备 付 率 

分 析 指 标 | 利息 备 付 率 
财务 比率 


图 3. 4 ”财务 评价 指标 体系 (三 ) 
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大 的 项 目 ， 应 计算 运营 期 年 平均 息 税 前 利润 与 项 目 总 投资 的 比率 ， 计 算 公式 为 
总 投资 收益 率 (ROD 二 正当 年份 年 息 税 前 利润 或 运营 期 内 年 平均 息 税 前 利润 100 


夺目 总 投资 








C3, 39) 

总 投资 收益 率 可 根据 利 淘 与 利润 分 配 表 中 的 有 关 数 据 计算 求 得 。 项 目 总 投资 为 国定 次 
产 投资 、 建 设 期 利息 、 流 动 资 金 之 和 。 计 算出 的 总 投资 收益 率 要 与 规定 的 行业 标准 收益 率 
或 行业 的 平均 投资 收益 率 进行 比较 ， 若 大 于 或 等 于 标准 收益 率 或 行业 平均 投资 收益 率 ， 则 
认为 项 目 在 财务 上 可 以 被 接受 。 

(2) 项 目 资本 金 净利 润 率 CROE) 。 资 本 金 净 利润 率 是 指 项 目 达 到 设计 生产 能 力 后 的 一 
个 正常 生产 年 份 的 年 净利 润 或 项 目 运 营 期 内 的 年 平均 利润 (NP) 与 资本 金 (EC) 的 比率 ， 其 
计算 公式 如 下 

资本 人 净利 油 率 (ROE) 一 正 党 年 份 的 年 净利 光大 期 内 年 的 光 利 润 100y 











(3. 40) 

式 (3.40) 中 的 资本 多 是 指 项 目的 全 部 注册 资本 金 。 计 看 出 的 资本 金 净利 润 率 要 与 行业 

的 平均 次 本 金 净 利 渔 或 投资 才 的 日 标 资本 金光 利润 这 进行 比较 着 前 者 大 于 或 等 于 后 
者 ， 则 认为 项 目 是 可 以 考虑 的 。 

(3) 静态 投资 回收 期 (P,) 。 静态 投资 回收 期 是 指 在 不 考虑 资金 时 间 价值 因素 条 件 

FF， 用 生产 经 营 期 回收 投资 的 资金 源 米 抵 傍 全 部 初始 投资 所 需要 的 时 间 ， 即 用 项 目 

兆 现 金 流量 抵偿 全 部 初始 投 资 所 需 的 全 部 时 间 ， 一 般 用 生来 表示 ， 其 符号 为 已。 在 计 

算 全 部 投资 回收 期 时 ， 假 定 了 全 部 资金 都 为 自 有 资金 ， 而 且 投资 回收 期 一 般 从 建设 其 

开始 算 起 ， 也 可 以 从 投 疡 期 开始 算 起 ， 使 用 这 个 指标 时 一 定 要 注 明 起 算 时 间 ， 计 算 公 

式 如 下 

- 汗 放 间 二 办 计 净 现金 流量 开始 出 现 |， 上 年 黑 计 净 现 多 流量 的 绝 
(PD 投资 同 收 期 二 应 值 的 年 从 1 











(3.41) 
计算 出 的 投资 回收 期 要 与 行业 规定 的 标准 投资 回收 期 或 行业 平均 投资 回收 期 进行 比 
较 ， 如 果 小 于 或 等 于 标准 投资 回收 期 或 行业 平均 投资 回收 期 ， 则 认为 项 目 是 可 以 考虑 接 


受 的 。 


Bn, 


某 建设 工程 项 目 建设 期 为 两 年 ， 第 一 年 投资 为 100 万 元 ,第 二 年 投资 150 万 元 ， 第 三 年 开始 投 
产 ， 生 产 负 荷 为 90 和， 第 四 年 开始 达到 设计 生产 能 力 。 正 常年 份 每 年 销售 收入 为 200 万 元 ， 经 营 成 
本 为 120 万 元 ， 销 售 税金 等 支出 为 销售 收入 的 10% ， 求 静态 投资 回收 期 。 

解 : 








正常 年 份 每 年 的 现金 流入 一 销售 收入 一 经 营 成 本 一 销售 税金 
一 200 一 120 一 200X10%% 
一 60( 万 元 ) 
静态 投资 回收 期 计算 见 表 3 一 9。 
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表 3-9 静态 投资 回收 期 计算 表 ( 单 位 : 万 元 ) 






































年 份 
项 目 1 这 3 4 5 6 7 
现金 流入 0 0 54 60 60 60 60 
现金 流出 100 150 0 0 0 0 0 
净 现 金 流量 一 100 一 150 54 60 60 60 60 
累计 净 现 金 流量 一 100 一 250 一 196 一 136 一 76 一 44 
下 ; 年 累计 净 现 金 流量 的 绝对 值 
投资 回收 期 (P,) 王 累计 净 现 金 流 量 开始 出 现 正 值 的 年 份 一 1 十 十 当年 兆 现 金 流 流量 
一 7 一 1 十 16/60 
二 6. 27( 年 ) 


2) 动态 评价 指标 的 计算 与 分 析 

(1) 财务 净 现 值 (FNPV)。 财 务 净 现 值 是 指 在 项 目 计 算 期 内 ,按照 行 业 的 基准 收益 率 
或 设 定 的 折 现 率 计算 的 各 年 净 现金 流量 现 值 的 代数 和 ， 简 称 净 现 值 ， 记 作 FNPV， 其 表达 
式 为 





FNPV = Na CTE O00) +i)™ (3. 42) 
式 中 ;CI 一 一 现金 流入 量 ; 
CO 一 一 现金 流出 量 ; 
(CT 一 CO), 一 一 第 :年 的 净 现 金 流量 ; 
7 一 一 计算 期 ， 
益 率 或 设 定 的 折 现 率 * 
(1 十 iD= 一 一 第 :年 的 折 现 系数 。 
财务 净 现 值 的 计算 结果 可 能 有 3 种 情况 ， 即 FNPV 二 0、FNPV< 一 0 或 FNPV=0。 当 
FNPV>0 时 ,说 明 项 目 净 效益 大 于 用 基准 收益 率 计算 的 平均 收益 额 ， 从 财务 角度 考虑 ， 
项 目 是 可 以 被 接受 的 ， 当 FNPV 二 0 时 , 说 明 拟 建 项 目的 净 效益 正好 等 于 用 基准 收益 率 计 
算 的 平均 收益 额 ， 这 时 判断 项 目 是 否 可 行 ， 要 看 分 析 所 选用 的 折 现 率 ， 在 财务 评价 中 ， 若 
选用 的 折 现 率 大 于 银行 长 期 贷款 利率 ， 项 目 是 可 以 被 接受 的 ， 若 选用 的 折 现 率 等 于 或 小 于 
= 坎 利率 ， 一 般 可 判断 项 目 不 可 行 ; 当 FNPV 一 0 时 ， 说 明 拟 建 项 目的 净 效 益 小 
人 - 般 认 为 项 目 不 可 行 。 


基 基准 收 关 率 也 称 时 准 折 现 率 ， 是 企业 或 行业 投资 者 以 动态 的 观点 所 确定 的 、 可 接受 的 
投资 方案 最 低 标准 的 收益 水 平 。 其 在 本 质 上 体现 了 投资 决策 者 对 项 目 资金 时 间 价 值 的 判断 
和 对 项 目 风险 程度 的 估计 .是 投资 资金 应 当 获 得 的 最 低 盈 利率 水 平 。 财 务 基准 收益 率 的 测 
定 需要 遵循 以 下 规定 。 

(1) 在 政府 投资 项 目 以 及 按 政 府 要 求 进行 财务 评价 的 建设 项 目 中 采用 的 行业 财务 基准 
收益 率 ， 应 根据 政府 的 政策 导向 进行 确定 。 

(2) 在 企业 投资 等 其 他 各 类 建设 项 目的 财务 评价 中 参考 选用 的 行业 财务 基准 收益 率 ， 
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应 在 分 析 一 定时 期 内 国家 和 行业 发 展 战略 、 发 展 规划 、 产 业 政策 、 资 源 供给 、 市 场 需 求 、 
资金 时 间 价 值 、 项 目 目标 等 情况 的 基础 上 ， 结 合 行业 特点 、 行 业 资本 构成 情况 等 因素 综合 
测定 。 
(3) 在 我 国境 外 投资 的 建设 项 目 财务 基准 收益 率 的 测定 ， 应 首先 考虑 国家 风险 因素 。 
(4) 投资 者 自行 测定 项 目的 最 低 可 接受 财务 收益 率 ， 除 了 应 考虑 上 述 (2) 中 所 涉及 的 
因素 外 ， 还 应 根据 自身 的 发 展 战略 和 经 营 策略 、 具 体 项 目 特 点 与 风险 、 资 金成 本 、 机 会 成 
本 等 因素 综合 测定 


Bs nn, , 


有 一 建设 项 目 建设 期 为 两 年 ， 如 果 第 一 年 投资 140 万 元 ， 第 二 年 投资 30 万 元 。 项 目 第 三 年 达 
到 设计 生产 能 力 的 90 外， 第 四 年 达到 100%。 正 常年 份 年 销售 收入 300 万 元 ， 销 售 税金 为 销售 收入 
的 12%， 年 经 营 成 本 为 80 万 元 。 项 目 经 营 期 为 6 年， 项 目 .基准 收益 率 为 12%。 试 计算 财务 净 现 值 。 

解 : 正常 年 份 现金 流入 量 一 销售 收入 一 销售 税金 一 经 营 成 本 

一 300 一 300X12% 一 80 关 184K 万 元 ) 
根据 已 知 条 件 编制 财务 净 现 值 计算 表 ， 见 吉 3 二 10s 
表 3- 10 财务 净 现 值 计算 表 ( 单 位 : 万 元 ) 
































现金 流入 0 0 166 184 184 184 184 
现金 流出 140 2T0 0 0 0 0 0 
净 现金 流 基 —1M0 一 210 166 184 184 184 184 184 
折 现 系数 ON8929 | 0.7972 | 0.7118 10.6355| 0.5674 | 0.5066 | 0.4523 | 0.4038 
净 现 值 —125. 006| —167. 412| 118.159 |116.932| 104.402 | 93.214 | 83.223 | 74.299 
累计 现 值 一 125. 006| 一 292. 418 | 一 174. 259| 一 57. 327| 47.074 | 140.289 | 223.512 | 297.811 


























FNPV = 3 (CT 一 GD)(1 十 二 
Bak 
(一 125. 006) 十 (一 167. 412) 十 118. 159 十 116. 932 二 
104. 402 十 93. 214 十 83. 223 十 74. 299 
一 297. 811( 万 元 ) 
(2) 财务 内 部 收益 率 (FIRR)。 财 务 内 部 收益 率 是 使 项 目 整个 计算 期 内 各 年 净 现金 流量 
现 值 累计 等 于 零 时 的 折 现 率 。 简 称 内 部 收益 率 ， 记 作 FIRR， 其 表达 式 为 


>) (CT 一 GD), (1 十 FIRR) 一 0 (3. 43) 


财务 内 部 收益 率 的 计算 是 求解 高 次 方程 ， 为 简化 计算 ， 在 具体 计算 时 可 根据 现金 流量 
表 中 净 现 金 流量 用 试 差 法 进行 ， 基 本 步骤 如 下 。 

Q@ 用 估计 的 某 一 折 现 率 对 拟 建 项 目 整个 计算 期 内 各 年 财务 净 现 金 流量 进行 折 现 ， 并 
求 出 净 现 值 。 如 果 得 到 的 财务 净 现 值 等 于 零 ， 则 选 定 的 折 现 率 即 为 财务 内 部 收益 率 ; 如果 
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得 到 的 净 现 值 为 正 数 ， 则 再 选 一 个 更 高 的 折 现 率 再 次 试 算 ， 直 至 正 数 财务 净 现 值 接 近 零 
为 止 。 
@ 在 第 @ 步 的 基础 上 ， 再 继续 提高 折 现 率 ， 直至 计算 出 接近 零 的 负数 财务 净 现 值 








为 止 。 
@ 根据 上 两 步 计 算 所 得 的 正 、 负 财务 净 现 值 及 其 对 应 的 折 现 率 ， 运 用 试 差 法 的 公式 
计算 财务 内 部 收益 率 ， 计 算 公 式 为 


FIRR = 二 (is—i) xX NEV, 


下 
FNPV' 一 FNPV: 


OK [CL TT 


由 此 计算 出 的 财务 内 部 收益 率 通 常 为 一 个 近似 值 。 为 控制 误差 ,一般 要 求 (is 一 记 ) 





(3.44) 


<59 


计算 出 的 财务 内 部 收益 率 要 与 行业 的 基准 收益 率 或 投资 者 的 日 标 收益 率 进行 比较 ， 如 
果 前 者 大 于 或 等 于 后 者 ， 则 说 明 项 目的 列 利 能 力 超过 行业 平均 水 平 或 投资 者 的 目标 ， 因 而 
是 可 以 被 接受 的 。 


en, 


已 知 某 建设 工程 项 目 已 开始 运营 。 如 果 现在 运营 期 是 已 知 欧 久 且 不 会 发 生变 化 ， 那 么 采用 不 同 
的 折 现 率 就 会 影响 到 项 目 所 获得 的 省 现 值 ， 可 以 利用 不 同 欧 活 现 值 来 估算 项 目的 财务 内 部 收益 率 。 
根据 定义 ， 项 目的 财务 内 部 收藏 率 是 当 项 目 净 现 值 等 于 零 时 的 收益 率 ， 采 用 试 差 法 的 条 件 是 当 折 现 
率 为 16% 时 ， 某 项 目的 兆 现 值 是 338 元 ; 当 拆 到 率 为 8% 时 ， 净 现 值 是 一 22 元 ， 则 其 财务 内 部 收益 
率 计算 方法 如 证、 


EE FNPYV. 
解 : FIRR = i 十 (i, 一 i) X FNPV, 二 ENET 
二 16% 十 (18% 一 16%)X [338/(338 十 22)] 


=17. 88% 


(3) 动态 投资 回收 期 。 动 态 投资 回收 期 是 指 在 考虑 资金 时 间 价值 的 条 件 下 ， 以 项 目 净 
现金 流量 的 现 值 抵偿 原始 投资 现 值 所 需要 的 全 部 时 间 ， 记 作 已 。 动 态 投资 回收 期 也 从 建设 
期 开始 计算 ， 以 年 为 单位 ， 其 计算 公式 如 下 
poe i ， 上 年 累计 净 现 值 的 绝对 值 
投资 回收 期 (P') = 累计 净 现 值 开始 出 现 正 值 的 年 份 一 1 当年 兆 现 介 


(3. 45) 
计算 出 的 动态 投资 回收 期 也 要 与 行业 标准 动态 投资 回收 期 或 行业 平均 动态 投资 回收 期 
进行 比较 ， 如 果 小 于 或 等 于 标准 动态 投资 回收 期 或 行业 平均 动态 投资 回收 期 ， 认 为 项 目 是 
可 以 被 接受 的 。 
在 应 用 案例 3- 6 中 ， 没 有 考虑 资金 时 间 价 值 对 投资 回收 期 的 影响 ， 因 此 计算 出 的 投 
资 回收 期 是 静态 投资 回收 期 。 如 果 考 虑 资金 时 间 价 值 ， 在 基准 收益 率 为 8% 的 情况 下 , 求 
的 投资 回收 期 就 是 动态 投资 回收 期 。 
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解 : 正常 年 份 每 年 的 现金 流 人 = 销售 收入 一 经 营 成 本 一 销售 税金 
=200 一 120 一 200X10% 
一 60( 万 元 ) 
动态 投资 回收 期 计算 见 表 3- 11。 
回 /) 二 黑 i - ， 上 年 累计 净 现 值 的 绝对 值 
投资 回收 期 (P',) = 累计 净 现 值 开始 出 现 正 值 的 年 份 一 1+ 当年 兆 现 值 
一 11 一 1 十 1.591/25.728 
一 10.06( 年 ) 


























表 3-11 动态 投资 回收 期 计算 表 ( 单 位 : 万 元 ) 














现金 流入 | 0 0 54 60 60 60 60 $0 60 60 60 
现金 流出 | ”100 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
净 现 金 

4 一 100 | 一 150 54 60 60 60 60 60 60 60 60 
流量 





折 现 系数 | 0.925 9 | 0. 857 3 | 0.793 8 | 0.735 0 | 0. 680 6 | 0.630\1 | 0. 583 5 | 0.540 2 | 0.500 2 | 0.463 1 |0.428 8 





净 现金 


流量 现 值 一 92. 590[—128. 599 42. 865 | 44. 100 | .40836 忆 -37. 806 | 35.010 | 32.412 | 30.012 | 27.786 |25.728 





累计 现 值 | 一 125. 006| 一 292. 418| 一 249. 553| 一 205, 453| 环 164. 617| 一 126. 811| 一 91.861 | 一 59. 389 | 一 29. 377| 一 1. 591 | 24. 137 
































3. 反映 项 目 偿 债 能 力 的 指标 与 评价 

1) 借款 偿还 期 (P,) 

借款 偿还 期 是 指 项 目 投产 后 可 用 于 偿还 借款 的 资金 来 源 还 清 固定 资产 投资 国内 借款 本 
金 和 建设 期 利息 (不 包括 已 用 自 有 资金 支付 的 建设 期 利息 ) 所 需要 的 时 间 。 偿 还 借款 的 资金 
来 源 包括 : 折旧 、 捧 销 费 、 未 分 配 利润 和 其 他 收入 等 。 借 款 偿还 期 可 根据 借款 还 本 付 息 计 
算 表 和 资金 来 源 与 运用 表 的 有 关 数 据 计算 ， 以 年 为 单位 ， 记 为 P， 其 计算 公式 如 下 


| - 偿 清 当年 应 j 付 的 本 息 数 
借款 偿还 期 (Ps) = 借款 偿 清 的 年 份 数 一 1+ 当年 用 于 偿 清 的 资金 总 客 (3. 46) 


对 于 涉外 投资 的 项 目 还 要 考虑 国外 借款 部 分 的 还 本 付 息 。 由 于 国外 借款 往往 采取 等 本 
偿还 或 等 额 偿还 的 方式 ， 借 款 偿还 期 限 往往 都 是 约定 的 ， 无 须 计算 。 

计算 出 借款 偿还 期 以 后 ， 要 与 贷款 机 构 的 要 求 期 限 进行 对 比 ， 等 于 或 小 于 贷款 机 构 提 
出 的 要 求 期 限 ， 即 认为 项 目 是 有 偿 债 能 力 的 ; 否则， 从 偿 债 能 力 角度 考虑 ， 认 为 项 目 没有 
偿 债 能 力 。 

2) 偿 债 备 付 率 (DSCR) 

偿 债 备 付 率 是 指 项 目 在 借款 偿还 期 内 ， 各 年 可 用 于 还 本 付 息 的 资金 (EBITDA 一 TAX) 
与 当期 应 还 本 付 息 金额 (PD) 的 比值 ， 其 计算 公式 如 下 


es 十 训 (DSC 息 税 前 利润 加 折旧 和 挫 销 一 企业 所 得 税 
偿 债 备 付 率 (DSCR) 应 还 本 付 息 金额 (3.47) 


式 中 : 应 还 本 付 息 金 额 包括 当期 应 还 贷款 本 金额 及 计 人 总 成 本 费用 的 全 部 利息 。 融 资 租赁 
费用 可 视 同 借款 偿还 。 运 昔 基 内 的 短期 信 款 本 息 也 应 纳入 计算 
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如 果 项 目 在 运行 期 内 有 维持 运营 的 投资 ， 可 用 于 还 本 付 息 的 资金 应 扣除 维持 运营 的 
投资 。 

偿 债 备 付 率 应 分 年 计算 ， 偿 债 备 付 率 高 ， 表 明 可 用 于 还 本 付 息 的 资金 保障 程度 高 。 偿 
债 备 付 率 应 大 于 1， 并 结合 债权 人 的 要 求 确定 。 当 指标 小 于 1 时 ， 表 示 当 年 资金 来 源 不 足 
以 偿付 当期 债务 ， 需 要 通过 短期 借款 偿付 已 到 期 债务 。 参 考 国际 经 验 和 国内 行业 具体 情 
况 ， 根 据 我 国企 业 历 史 数据 统计 分 析 ， 一 般 情 况 下 ， 偿 债 备 付 率 不 宜 低 于 1. 3。 
3) 利息 备 付 率 (ICR) 
利息 备 付 率 是 指 项 目 在 借款 偿还 期 内 各 年 可 用 于 支付 利息 的 息 税 前 利润 (EBIT) 与 当 
期 应 付 利 息 (PD 的 比值 ， 其 计算 公式 如 下 


利息 备 付 率 (ICR) 一 如 科 交 和 泣 (3. 48) 


式 中 ; 息 税 前 和 润 即 利润 总 额 与 计 人 总 成 本 费用 的 利息 费用 之 和 “应 付 利息 即 计 入 总 成 本 
费用 的 应 付 利 息 。 

利息 备 付 率 应 分 年 计算 。 利 息 备 付 率 高 ， 才 明 利 让 入 付 的 保障 程度 训 。 利息 备 付 率 应 
当 大 于 1， 并 结合 债权 人 的 要 求 确定 。 当 利息 备 付 率 小 于 1 时 ， 表 示 项 目 没有 足够 资金 支 
付 利息 ， 偿 债 风险 很 大 。 参 考 国际 经 验 和 国内 行业 的 政体 情况 ， 根 据 我 国企 业 历史 数据 统 
计 分 析 ， 一 般 情 况 下 ， 利息 备 付 率 不 宜 低 于 名 ,而 且 利 息 备 付 率 指标 需要 将 该 项 目的 指标 
取 值 与 其 他 企业 项 目 进行 比较 ， 来 分 析 决 定 本 项 目的 指标 水 平 。 
































应 用 家 例 3-9 ,KK x 
人 应 朋 家 例 3-。、 1 


已 知 菜 项 目 建设 投资 总 额 1000 万 元 ， 建 设 期 2 年 ,7 固定 资 关 残 什 40 万 元 ，5 年 内 直线 折旧 。 
其 他 相关 数据 资料 抽 垃 名 =12， 访 项 目 从 第 3 闫 牢 示 开始 还 款 ， 等 额 还 本 ， 利 息 照 付 ， 预 计 3 年 还 清 
本 起 。 斌 根据 资料 计算 第 3 年 一 第 5 年 的 偿 俩 备 内 率 与 利息 备 付 率 。 


表 3-12 某 项 目 相关 数据 表 ( 单 位 : 万 元 ) 


情 王 | 这 于 | 攻守 | 讶 和 | 时 : 
































1 | 息 税 前 利润 (EBIT) 一 一 49. 46 139. 46 139. 46 
2 | 付 息 (PD 一 一 27. 56 18.37 9.19 

3 税 前 利润 (1 一 2) ye 二 21.9 121.09 130. 27 
4 “| 所 得 税 TAX(3X 25%) 一 一 5.48 30. 27 32.57 
5 “| 税 后 利润 (3 一 4 一 一 16. 42 90. 82 97.70 
6 | 折旧 159.54 | 159.54 | 159.54 | 159.54 159. 54 
7 “| 摊 销 40 40 40 40 40 

8 | 还 本 一 一 112.57 | 112.57 112. 57 
9 “| 还 本 付 息 总 额 PD(2 十 8) 一 一 140.13 | 130.94 121.76 

















INNNNNNNNS 





工程 造价 拉 制 AN 
2) 


续 表 






还 本 付 息 资 金 来 源 总 额 EBITDA 
(1 十 6 十 7) 


11 | 利息 备 付 率 ICR(1/2) 
偿 债 备 付 率 DSCR 一 (10 一 4)/9 









7. 59 15. 18 














计算 结果 表明 ， 该 项 目 偿 债 能 力 较 强 。 


4) 财务 比率 
(51) 资产 负债 率 。 奖 产 负债 率 是 反映 项 目 各 年 所 面临 的 财务 风险 程度 及 偿 俩 能 力 的 指 


标 ， 计算 公式 如 下 AN 
,2 负债 总 额 Gy 
资产 负债 率 资产 总 笑 》 (3. 49) 


作为 提供 贷款 的 机 构 ， 可 以 接受 MTPag 资产 负债 率 
大 于 100%， 表 明 企业 已 资 不 抵债 已 达到 破 底线 。 


(2) 流动 比率 。 J 付 流动 负债 能 力 的 指标 ， 计 算 公式 如 下 
产 总 额 


0 和 
沪 动 比 奖 流 双 刷机 200% 人 
计生 和 人 人 和 友和 人 人 了 短期 偿 债 能 力 就 
越 强 。 但 是 在 不 导致 流动 资产 利用 效率 低下 的 情况 流动 比率 保证 在 200% 较 好 。 
(3) 迷 动 比率 迷 动 率 是 反映 项 目 快速 偿付 流动 负债 能 力 的 指标 ， 计 算 公式 如 下 


NU P 速 动 比率 = 证 a 货 、j00w (3.51) 
速 动 比率 越 高 ， 短期 偿 债 能 力 越 强 ， 同 时 速 动 比率 过 高 也 会 影响 资产 利用 效率 ， 进 而 
影响 企业 经 济 效益 ， 因 此 速 动 比率 保证 在 接近 100% 较 好 。 


~ 


某 建设 工程 项 目 开始 运营 后 ， 在 某 一 生产 年 份 的 资产 总 额 为 5 000 万 元 ， 短 期 借款 为 450 万 元 ， 
长 期 借款 为 2 000 万 元 ， 应 收 账 款 120 万 元 ， 存 货款 为 500 万 元 ， 现 金 为 1 000 万 元 ， 应 付 账 款 为 
150 万 元 ， 项 目 单位 产品 可 变 成 本 为 50 万 元 ， 达 产 期 的 产量 为 20 吨 ， 年 总 固定 成 本 为 800 万 元 ， 销 
售 收入 为 2 500 万 元 ， 销 售 税金 税率 为 6%。 先 来 求 该 项 目的 财务 比率 指标 。 


解 : 资产 负债 率 一 负债 总 额 x 100% 一 2 000 士 450 十 150 1 00% 一 52% 


























资产 总 额 5 000 
流动 比 3 流动 资产 总 额 ww _ 120 十 500 十 1 000 yp 
流动 比率 一 流动 负 价 总 额 X100% A450+150 X100% =270% 











i 流动 资产 总 额 一 存货 ww — 1 620—500 re, 
速 动 比率 流动 员 俩 Xx 100% 600 X100% 187% 
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OF CT ETT 
利用 以 上 评价 指标 体系 进行 财务 评价 就 是 确定 性 评价 方法 。 在 评价 中 要 注意 与 基准 指 
标 对 比 ， 以 判断 项 目的 财务 可 行 性 。 


3. 3.5 不 确定 性 分 析 


1. 不 确定 性 分 析 的 含义 


不 确定 性 分 析 是 以 计算 和 分 析 各 种 不 确定 性 因素 (如 价格 、 投 资费 用 、 成 本 、 经 营 期 、 
生产 规模 等 ) 的 变化 对 建设 项 目 经 济 效益 的 影响 程度 为 目标 的 一 种 分 析 方 法 。 

影响 建设 项 目的 不 确定 性 因素 主要 有 以 下 几 个 方面 。 YA 

1) 价格 -RS 

在 市 场 经 济 的 条 件 下 ， 由 于 价值 规律 的 作用 ， 建设 项 自前 投入 物 和 产 出 物 的 价格 常常 
会 由 于 种 种 原因 产生 波动 ， 而 且 汇 率 的 变动 也 将 对 克 汪 要 商 额 和 收益 客 产 生 影响 ， 

2) 生产 能 力 利用 率 

由于 生产 能 力 达 不 到 设计 生产 能 力 导 到 上 产能 为 利用 率 的 变化 从 而 对 项 目 经 济 效益 
产生 影响 。 Cn BS 

3) 技术 装备 和 生产 工艺 。 

评价 建设 项 目 所 采用 的 投 人 物产 出 物 的 数量 和 质量 是 根据 现 有 的 工艺 技术 水 于 算 

。 在 项 目的 建设 中 ， 由 于 科学 技术 的 发 展 ， 在 工艺 上 上、 技术 装备 上 可 能 较 以 前 有 突破 性 
ee 相应 地 就 能 影 用 项目 的 经 济 区 从 

4) 投资 成 本 -> 

在 估算 建设 项 目 投 次 入 时， 抽 于 没有 守 分 拓 记 费用 或 者 其 他 原因 延长 了 工期 都 将 引起 
项 目 投资 成 本 的 变化 ， 导 致 项 目的 投资 规模 、 总 成 本 费用 和 利润 总 额 发 生变 化 。 

5) 环境 因素 

从 经 济 环境 来 看 ， 很 多 数据 的 测算 都 是 根据 现行 经 济 形势 和 现行 的 各 类 法 规 政策 来 进 
行 的 ， 如 果 这 些 因素 发 生 了 变化 ， 就 有 可 能 导致 投资 收益 的 变化 ， 从 政治 环境 来 看 ， 不 论 
是 国内 还 是 国外 ， 政 治 形势 和 政策 发 生变 化 也 会 影响 到 项 目的 经 济 效益 。 

2. 不 确定 性 分 析 的 基本 方法 

不 确定 性 分 析 的 基本 方法 有 一 亏 平衡 分 析 和 敏感 性 分 析 。 

1) 禾 亏 平衡 分 析 

(1) 恒 亏 平衡 分 析 的 基本 原理 。 恤 亏 平衡 分 析 研 究 建设 项 目 投产 后 ， 以 利润 为 零 时 产 
量 的 收入 与 费用 支出 的 平衡 为 基础 ， 在 既 无 琢 利 又 无 亏损 的 情况 下 ， 测 算 项 目的 生产 负荷 
状况 ， 分 析 项 目 适应 市 场 变化 的 能 力 ， 衡 量 建设 项 目 抵抗 风险 的 能 力 。 项 目 利润 为 零 时 产 
量 的 收入 与 费用 支出 的 平衡 点 ， 被 称 为 一 亏 平衡 点 (BEP)， 用 生产 能 力 利用 率 或 产销 量 表 
示 。 项 目的 盈亏 平衡 点 越 低 ， 说 明 项 目 适应 市 场 变 化 的 能 力 越 强 ， 抗 风险 的 能 力 越 大 ， 气 
损 的 风险 越 小 。 

在 进行 盈亏 平衡 分 析 时 需要 一 些 假设 条 件 作为 分 析 的 前 提 ， 包括 以 下 几 种 。 

Q@ 产量 变化 ， 单 位 可 变 成 本 不 变 ， 总 成 本 是 生产 量 或 销售 量 的 函数 。 
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mA 工程 造价 扩 册 NAN 
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@ 生产 量 等 于 销售 量 。 

@ 变动 成 本 随 产量 成 正比 例 变化 。 

@ 在 所 分 析 的 产量 范围 内 固定 成 本 保持 不 变 。 

0 销售 单价 不 变 ， 销 售 收入 是 销售 价格 和 销售 数量 的 线性 函数 。 

只 计算 一 种 产品 的 一 亏 平衡 点 ， 如 果 是 生产 多 种 产品 的 ， 则 产品 组 合 ， 即 生产 数 

二 保持 不 变 。 

(2) 熏 亏 平衡 分 析 的 基本 方法 包括 以 下 几 种 。 

@ 代数 法 。 代 数 法 是 以 代数 方程 来 计算 一 亏 平衡 点 的 一 种 方法 ， 其 计算 公式 为 


























BEP。 一 二 二 (3. 52) 
式 中 : Q 一 项 目 设计 生产 能 力 ; 
记 一 项 目 年 总 固定 成 本 ; :KO 
VV 一 单位 产品 可 变 成 本 ; 人 SN 
了 一 单位 产品 税金 ; , 
R 一 一 单位 产品 销售 价格 。 NS 
生产 能 力 利用 率 盘 亏 平衡 点 为 ww 
BEP, = Ra 100% (3.53) 
下 面 利用 不 确定 性 分 析 的 方法 分 析 应 用 案例 3 - 7， 确 铀 地 说 是 利用 三 亏 平衡 的 分 析 方 
法 来 计算 该 项 目 WT VY /多 Ss 
解 : BEP. Rv TXGX 10% 一 项 这 455X 00x6R X100% 一 
59.26% DA A 


仙人 于 BEpe=20x 测 汉人 二 11. 85( 吨 ) 
© 几何 法 -学 何 法 是 通过 图 示 的 方法 / 把 项 目的 销售 收入 、 总 成 本 费用 、 产 销量 三 
者 之 间 的 变动 关系 反映 出 来 ， 从 而 确定 栈 亏 平衡 点 的 方法 熏 亏 平衡 图 如 图 3. 5 所 示 。 





销售 收入 


成 E 
本 盘 利 区 
收 总 成 本 
入 
周 定 成 本 
0 > 产销 量 





图 3.5 几何 法 求解 盈亏 平衡 点 一 一 盈亏 平衡 图 
熏 亏 平衡 图 用 横 坐 标 表示 产销 量 ， 纵 坐标 表示 收入 或 成 本 金额 。 在 销售 收入 与 总 成 本 
线 相交 处 ， 即 为 一 亏 平衡 点 。 
2) 敏感 性 分 析 
(1) 敏感 性 分 析 的 基本 原理 。 敏 感性 分 析 是 考察 与 建设 项 目 有 关 的 一 个 或 多 个 主要 
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二 一 ~ 建设 工程 决策 阶段 工程 进 价 失 由 NSNNNNN 


因素 发 生变 化 时 对 该 项 目 经 济 效益 指标 影响 程度 的 一 种 分 析 方法 。 其 目的 是 对 外 部 条 件 发 
生 不 利 变 化 时 的 项 目 承 受 能 力 做 出 判断 。 如 某 个 不 确定 性 因素 有 较 小 的 变动 ， 而 导致 项 目 
经 济 评价 指标 有 较 大 的 波动 ， 则 称 项 目 方案 对 该 不 确定 性 因素 敏感 性 强 ， 相 应 的 ， 这 个 因 
素 被 称 为 “敏感 性 因素 ”。 

(2) 敏感 性 分 析 的 基本 方法 包括 以 下 几 步 。 

@ 确定 敏感 性 分 析 的 经 济 评价 指标 。 敏 感性 分 析 的 经 济 评价 指标 是 指 敏感 性 分 析 的 
对 象 ， 必 须 针对 不 同 的 项 目的 特点 和 要 求 ， 选 择 最 能 反映 项 目 盘 利 能 力 和 偿 债 能 力 的 经 济 
评价 指标 作为 敏感 性 分 析 的 对 象 ， 例 如 项 目的 净 现 值 和 内 部 收益 率 等 动态 指标 ， 投 资 回收 
期 等 静态 指标 。 最 常用 的 敏感 性 分 析 是 分 析 全 部 投资 内 部 收益 率 指标 对 变量 因素 的 敏感 
程度 。 

@ 选取 不 确定 变量 因素 ， 设 定 不 确定 因素 的 变化 幅度 和 范围 。 所 选取 的 不 确定 因素 
是 有 可 能 对 经 济 评价 指标 的 结果 有 较 大 影响 、 有 可 能 成 为 敏感 性 因素 的 那些 影响 因素 。 所 
以 在 选择 时 ， 就 要 在 预计 的 变化 范围 内 ， 找 出 那些 对 名 私 济 评价 指标 值 有 较 强 影响 的 变量 
因素 。 




















@ 计算 不 确定 因素 对 经 济 评价 指 奈 值 的 影响 多 度 、 计算 方法 是 在 固定 其 他 变量 因 素 
的 条 件 下 ， 依 次 分 别 按照 事先 预定 的 变化 幅度 来 变动 其 中 某 个 不 确定 因素 并 计算 出 该 变量 
因素 的 变动 对 经 济 评价 指标 的 影响 程度 (变化 率 )， 找 出 这 个 变量 因素 变动 幅度 和 经 济 评价 
指标 变动 幅度 之 间 的 关系 并 绘制 图 表 。 人 一 

@ 确定 敏感 性 因素 。 根 据 不 确定 因素 的 变动 幅度 与 经 济 评价 指标 变动 率 的 意义 对 应 
关系 ,通过 比较 所 找 : 对 经 济 评价 指标 影响 最 强 的 因素 即 为 项 目 方案 的 敏感 性 因素 。 

A 针对 所 确定 的 敏感 性 因素 ， 应 分 析 研 究 不 确定 性 
产生 的 根源 ， 并 且 在 项 目 具体 实施 当 P， 尽 量 避免 这 些 不 确定 性 的 发 生 ， 有 效 控制 项 目 方 
案 的 实施 。 \ ID 


snan,, 

某 建设 项 目 投产 后 年 产 某 产品 10 万 台 ， 每 台 售 价 800 元 ,年 总 成 本 5 000 万 元 ， 项 目 总 投资 
9 000 万 元 ， 销 售 税率 为 12% ， 项 目 寿 命 期 15 年 。 以 产品 销售 价格 、 总 投资 、 总 成 本 为 变量 因素 ， 
各 按照 土 10% 和 士 20 媳 的 幅度 变动 ， 试 对 该 项 目的 投资 利税 率 做 敏感 性 分 析 。 

解 :投资 利税 率 一 (年 销售 收入 一 年 总 成 本 费用 ) 一 项 目 总 投资 

根据 题目 给 定数 据 分 别 计算 3 个 不 确定 性 变量 因素 的 不 同 变动 幅度 对 投资 利税 率 的 影响 程度 。 
计算 结果 见 表 3-13。 











表 3-13 敏感 性 分 析 计算 表 
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和 工程 造价 控制 。 NN 
50e000000°°°° EEDRI 


续 表 


















































—20% 
产 |-10%| 10 | 720 | 7200 5000 | 9ooo | 2200 24.44 | 一 85.6 
品 
灸 |+10%| lo | sso | ssoo 5000 | 9ooo | 3800 42.22 | 十 92.2 
+20%| 10 | 96o | 96oo 5000 | 9ooo | 4600 51.11 | +90.6 
一 20%| 10 3 000 人 41.67 | 十 43.35 
总 | 一 10% 
投 
资 
总 
成 
本 | 十 10% 
+20%| 10 2 000 22.22 | 一 53.9 























从 表 3 - 13 可 以 得 出 结论 
A 条 汉 

一 般 来 说 ;项 目 相关 因素 的 不 确定 性 是 建设 项 目 具有 风险 性 的 根源 。 敏 感性 强 的 因素 
其 不 确定 性 给 项 目 带 来 更 大 的 风险 。 因 此 ， 丝 感性 分 析 的 核心 是 从 诸多 的 影响 因素 中 找 出 
最 伺 感 因素 并 设法 对 该 因素 进行 有 效 的 控制 以 减少 项 目 经 济 效益 的 损失 。 





为 最 多 因素， 只 要 销 人 价格 增长 1X， 投资 和 






人 和 让 用 宙 全 

【案例 概况 】 

某 建设 项 目 计算 期 20 年 ， 各 年 现金 流量 (CI 一 CO) 及 行业 基准 收益 率 i. 二 10% 的 折 现 系数 [1/(1 十 
认 )] 见 表 3 一 14。 


表 3-14 各 年 现金 流量 表 
















净 现金 流量 /万 元 一 150 
i 二 10% 的 折 现 系数 | 0.909 | 0. 826 | 0.751 
注 : @ 3.18 是 第 9 年 至 第 20 年 各 年 折 现 系数 之 和 。 


试 根据 项 目的 财务 净 现 值 (FNPV) 判 断 此 项 目 是 否 可 行 ， 并 计算 项 目的 静态 投资 回收 期 P, 。 
【案例 解析 】 
工程 项 目 财务 可 行 性 ， 静 态 投资 回收 期 ， 财 务 净 现 值 (FNPV)， 现 金 流量 ,资金 时 间 价 值 计 算 。 
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0.683 


112 
0.621 


150 
0. 564 
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0.513 | 0. 467 
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本 题 的 求解 可 参考 3. 3 节 的 相关 内 容 。 财 务 净 现 值 及 静态 投资 回收 期 的 计算 有 两 种 方法 可 用 ， 一 
用 公式 计算 ， 一 是 编制 表格 计算 。 编 制 表格 计算 是 一 种 较为 简单 的 计算 方法 。 用 静态 投资 回收 期 评价 可 
行 性 时 ， 若 静态 投资 回收 期 已 一 基准 静态 投资 回收 期 T, 时 ， 则 项 目 可 行 。 

1. 首先 计算 该 项 目的 财务 净 现 什 

由 已 知 条 件 可 得 


FNPV= >) (CT CO),(1+i) ‘=—180X0. 909 一 250X0. 826 一 150X0.751 二 


84X0. 683 十 112X0. 621 十 (0. 564 十 0. 513 十 0. 467 十 3. 18) 一 352. 754( 万 元 ) 
计算 结果 见 表 3 一 15。 





表 3-15 各 年 净 现 金 流量 折 现 值 表 







Tr EE EC 


去 一 10 吧 的 折 现 系 交 0. 909 | 0. 826 | 0.751 | 0.683 | 0.621 | 0.5 4 | 
净 现 金 流量 折 现 值 









57. 37 | 69. SR 睹 7. 95 | 70. 95 | 


352. 754 













一 163. 4 一 206. 5—112. 


2. 判断 项 目 是 否 可 行 


因为 FNPV 王 352. 754 万 元 之 0， 所 以 按 本 该 项 目 在 财务 上 是 可 行 的 。 
3. 计算 该 项 目的 静态 投资 回收 其 SS 
根据 已 知 条 件 ， 可 列表 3 一 16。 xX、 
让 





根据 此 表 : P, 二 8 一 1 十 84/150 二 7. 56( 年 ) 
或 利用 公式 计算 ; >) (CI 一 00), = 0 
即 ; (一 180 一 250 一 150) 十 84 十 112 十 150X, 一 0 
XX 二 2.56( 年 ) 
P=5 十 XX, 二 7.56( 年 ) 


本 园 | 小 加 


本 章 介 绍 了 建设 工程 决策 阶段 工程 造价 控制 的 主要 内 容 。 建 设 项 目的 可 行 性 研究 是 在 
投资 决策 前 对 拟 建 项 目 有 关 的 社会 、 经 济 、 技 术 等 各 方面 进行 深入 细致 的 调查 研究 和 全 面 
的 技术 经 济 论证 ， 对 项 目 建成 后 的 经 济 效益 进行 科学 的 预测 和 评价 ， 为 项 目 决策 提供 科学 
依据 的 一 种 科学 分 析 方 法 。 可 行 性 研究 报告 介绍 产品 的 市 场 需求 预测 和 建设 规模 ,资源 、 
原材料 、 燃 料及 公用 设施 情况 ， 建 厂 条 件 和 厂址 选择 ,项 目 设计 方案 ,环境 保护 与 建设 过 
程 安全 生产 ,企业 组 织 、 劳 动 定员 和 人 员 培 训 , 项目 施工 计划 和 进度 要 求 ， 投 资 估 算 和 资 
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金 筹 措 等 内 容 。 建 设 工程 投资 包括 动态 投资 和 静态 投资 两 部 分 ,其 中 静态 投资 勾 包括 建筑 
安装 工程 费用 、 设 备 及 工 器 具 购 置 费用 、 工 程 建 设 其 他 费用 、 基 本 预备 费用 ， 动 态 部 分 包 
括 建 设 期 利息 和 涨 价 预备 费 等 ;投资 估算 主要 包括 静态 部 分 投资 估算 和 动态 部 分 投资 估 
算 。 建 设 工程 财务 评价 是 可 行 性 研究 报告 的 重要 组 成 部 分 ， 主 要 进行 财务 盘 利 能 力 分 析 、 
偿 债 能 力 分 析 、 财 务 生存 能 力 分 析 和 不 确定 性 分 析 ， 在 分 析 过 程 中 要 依据 基本 财务 报表 
(资产 负债 表 、 利 润 与 利润 分 配 表 、 现 金 流 量 表 和 财务 计划 现金 流量 表 ) 计 算出 财务 内 部 收 
益 率 、 财 务 净 现 值 、 投 资 回 收 期 、 总 投资 收益 率 等 指标 ， 以 此 判断 项 目 在 财务 上 是 否 可 
行 ， 同 时 还 要 通过 和 钱 亏 平 稀 分析、 敏感 性 分 析 了 解 项 目 存 在 的 风险 。 
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、 单 选 题 


1. 可 行 1 WN 六 


A. 初步 可 行 性 研究 、\B7 投资 机 会 研究 


* 


C. 详细 可 行 性 研究 于 过”D. 项 目 评价 和 决策 
2 td i 阶段 投资 估算 的 精确 度 可 达 ( 。。)。 
土 5% B. 士 10%% C. +20% D. 土 30% 


3. 二 有 加 旺 时 目的 投资 额 或 其 设备 的 投资 额 估算 同类 型 但 生产 规模 不 同 的 两 个 
项 目的 投资 额 或 其 设备 的 投资 额 的 方法 是 (。”)。 








A. 单位 生产 能 力 估算 法 B. 系数 估算 法 
C. 生产 能 力 指数 估算 法 D.， 比例 估算 法 
4. 财务 评价 指标 中 ， 价 值 性 指标 是 (  )。 

A. 财务 内 部 收益 率 B. 投资 利润 率 
C. 借款 偿还 期 D. 财务 净 现 值 


5. 某 项 目 流动 资产 总 额 为 500 万 元 ， 其 中 存货 为 100 万 元 ， 应 付 账 款 为 380 万 元 ， 则 
该 项 目的 速 动 比率 为 (  )。 
A. 131.58% B. 105.26% C. 95% D. 76% 


二 、 多 选 题 

1. 可 行 性 研究 的 作用 有 (  ”)。 

A. 项 目 投资 决策 和 编制 设计 任务 书 的 依据 “也 筹集 资金 的 依据 

C. 项 目 建设 前 期 准备 的 依据 D. 项 目 采 用 新 技术 的 依据 
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确定 工程 造价 的 基础 
产品 市 场 调研 与 需求 预测 需 了 解 的 情况 有 (。”)。 

项 目 产品 在 国内 外 市 场 的 供需 情况 

项 目 产品 的 竞争 状况 和 价格 变化 趋势 

影响 市 场 的 因素 变化 情况 

国家 相关 政策 

产品 发 展 前 景 

流动 资金 投资 估算 的 一 般 方法 有 ( ”).。 

单位 生产 能 力 估算 法 B. 分 项 详细 估算 法 
扩大 指标 估算 法 D. 比例 估算 法 
混合 法 TY 
资产 负债 表 中 的 负债 项 目 按期 限 可 划分 为 ( ),。 «KK? 
应 付 账 款 ee C 长 期 代 浆 、 

长 期 负债 E. 流动 负债 , > 

用 于 分 析 项 目 财务 盈利 能 力 的 指标 是 ( AQ 下 

财务 内 部 收益 率 “Bi 财务 净 现 什 
投资 回收 期 LA 扩 > D, 流动 比率 

总 投资 收益 率 SN 

下 列 各 项 中 属于 现金 流入 研 的 是 站 xs、 
产品 销售 (营业 ) 收 入 一 B. ;回收 周 定 资产 余 值 
罚没 收入 SC” Ne 
应 收 账 款 -去 \ 

在 分 析 中 不 考 二 资 金 时 间 价值 的 财务 评价 指标 是 ( 3 
财务 内 部 收益 率 |” B. 总 投资 收益 率 
动态 投资 回收 其 D. 财务 净 现 值 
资产 负债 率 

、 简 答题 


1. 可 行 性 研究 的 编制 依据 和 要 求 是 什么 ? 
2. 建设 投资 估算 时 可 采用 哪些 方法 ? 

3. 基本 财务 报表 有 哪些 ? 如何 填 列 ? 
4 
5 


























dase PH > el 


hh 


.财务 评价 指标 是 如 何 分 类 的 ?如 何 利 用 各 类 指标 判断 项 目 是 否 可 行 ? 

. 衡量 项 目 不 确 定性 有 哪些 方法 ? 各 类 方法 的 原理 是 什么 ? 

四 、 案 例题 

某 建设 项 目 计算 期 20 年 ， 各 年 现金 流量 (CI 一 CO) 及 行业 基准 收益 率 i.= 二 10% 的 折 现 
系数 [1/(1+z)t] 见 表 3 - 14( 综 合 应 用 案例 )。 

车 该 项 目 在 不 同 收益 率 (i 为 12%、15% 及 20%) 情 况 下 ， 相 应 的 折 现 系数 
[1/(1 一 如) 的 数值 见 表 3 -17， 试 根据 项 目的 财务 内 部 收益 率 (FIRR) 判 断 此 项 目 是 
否 可 行 。 
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表 3-17 各 年 现金 流量 表 






年 份 
净 现金 流量 /万 元 
i 二 12% 的 折 现 系数 | 0. 893 | 0. 797 | 0.712 | 0.636 | 0.567 | 0.507 | 0.452 | 0.404 | 2.497 
i 二 15% 的 折 现 系数 | 0. 869 | 0. 756 
i 二 18% 的 折 现 系数 | 0. 847 0.719 | 0.609 0.518 0.440 | 0.374 0.318 | 0.271 | 1.326 
i 二 20% 的 折 现 系数 | 0. 833 | 0. 694 


9~20 
12X150 
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0.657 | 0.572 | 0.497 | 0.432 | 0.376 | 0.327 | 1.769 






































0.335 | 0.279 | 0.233 | 1.030 


、 实 训 内 容 


某 公 司 目前 有 两 个 项 目 可 供 选择 ， 其 现金 流 量 表 史家 3L 18。 若 该 公司 要 求 项 目 投 入 
资金 必 须 在 3 年 内 回收 ， 应 选择 哪个 项目 ”如 果 采 用 投资 回收 期 法 进行 投资 决策 之 后 ， 该 
公司 又 要 求 采用 净 现 值 法 进行 投资 决策 ， 设 定 折 现 率 为 14%， 应 选择 哪个 项 目 ? 

表 3-18 某 公司 投资 项 目 克 现金 流量 表 ( 单 位: 万 元 ) 

















年 份 * 4 
项 目 A 净 现 金 流量 3 区 000” 3 200 eo) 2 g00 1 200 
项 止 净 现金 流量 -4o0 | 2oi | so | 24%0 

、 实 训 要 来 <~ ey) 


用 两 种 方法 进行 方案 的 比较 与 选择 ， pe 分 析 在 实际 工作 中 方 
案 比 较 方法 及 参数 、 指 标的 选择 。 


综合 实 训 二 
一 、 实 训 内 容 
将 实 训 现场 的 某 建设 项 目 进 行 财 务 评价 。 
二 、 实 训 要 求 


以 模块 教学 、 模 抉 考核 为 主 的 教学 实践 中 ， 学 生 在 学 习 不 同 模块 内 容 时 采用 “理论 与 
实践 一 体 化 ”的 教学 模式 。 

三 、 具 体 要 求 

运用 所 掌握 的 指标 进行 财务 盈利 能 力 分 析 、 偿 债 能 力 分 析 和 不 确定 性 分 析 。 
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了 解 设计 阶段 的 特点 、, 施 江 | 图 预算 的 依据 ; 熟悉 设计 方案 优选 的 原则 、 限 额 
设计 、 设 计 概 算 的 内 容 信 施工 图 预算 的 内 容 ; 掌握 设计 方案 优选 方法 、 设 计 概算 
的 编制 方法 与 概算 审查 、\ 施 工 图 预算 的 编制 与 审查 的 内 容 。 

















各 学 习 要 求 

兹 赴 限 额 设计 的 概念 、 目 标 和 全 过 程 限额 设计 15% 
党 据说 计 方案 优选 方法 | 设计 方案 优先 20% 
热 悉 设 计 概算 的 内 容 | 设计 概算 10% 
掌握 设计 概算 的 编制 方法 与 审查 | 设计 概算 编制 20% 
熟悉 施工 图 预算 的 内 容 | 施工 图 预算 10% 
掌握 施工 图 预算 编制 方法 与 审查 施工 图 预算 编制 25% 
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菜 建设 工程 有 两 个 设计 方案 , 方案 甲 ，6 层 的 内 浇 外 砌 建筑 体系 ， 建筑 面积 为 
8 500m? ， 外 墙 的 厚度 为 36cm， 建 筑 自重 为 1 294kg/m?， 施工 周 期 为 220 天 ; 方案 乙 : 6 
层 的 全 现 浇 大 模板 建筑 体系 ,建筑 面积 为 8 500m*， 外 墙 的 厚度 为 30cm， 建 筑 自重 为 
1 070kg/m*， 施 工 周 期 为 210 天 。 为 了 提高 工程 建设 投资 效果 ， 从 实用 性 、 平 面 布置 、 经 
济 性 和 美观 性 等 方面 采用 不 同比 选 方法 进行 方案 选择 ， 从 中 选取 技术 先进 、 经 济 合理 的 最 
佳 设 计 方案 。 

在 学 习 本 章 内 容 时 思考 采用 什么 设计 方案 比 选 方法 ? 同时 考虑 对 该 建设 项 目 如 何 进 行 
设计 概算 和 施工 图 预算 的 编制 ， 其 编制 的 方法 有 哪些 ? 


4.1 设计 方案 的 优先 与 限 铬 设计 
4.1.1 设计 阶段 的 特点 Ye 
© OB Oe 


在 建设 工程 实施 的 各 个 阶段 中 ， 设 计 阶 段 是 建设 工程 目标 控制 全 过 程 中 的 主要 阶段 。 
因此 ， 正 确认 识 设计 阶段 的 特点 ne db 

(1) 设计 工作 表现 为 创造 性 的 脑力 劳动 。 

02) 设计 阶段 是 决定 建设 工 往 价值 和 使 用 价 信 交 主要 阶段 。 

(3) 设计 阶段 是 影响 建设 工程 投资 的 关键 阶段 

(4) 设计 工作 需要 反复 协调 。 8 

(6) 设计 适量 对 建设 工程 总 体质 量 有 决定 性 影响 


4.1.2 设计 方案 优选 的 原则 
CO IC TT 

为 了 提高 工程 建设 投资 效果 ， 从 选择 建设 场地 和 工程 总 平面 布置 开始 ， 直 到 最 后 结构 
零件 的 设计 ， 都 应 进行 多 方案 比 选 









Te 





-有 








1 于 设计 方案 的 经 济 效果 不 仅 取决 于 技术 条 件 ， 而 且 还 受 不 同 地 区 的 自然 条 件 和 社会 
条 件 的 影响 ， 所 以 设计 方案 优选 时 须 结 合 当时 当地 的 实际 条 件 ， 选 取 功 能 完善 、 技 术 先 
进 、 经 济 合理 的 最 佳 设计 方案 。 设 计 方案 优选 应 遵循 以 下 原则 。 

(1) 设计 方案 必须 要 处 理 好 经 济 合理 性 与 技术 先进 性 之 间 的 关系 。 经 济 合理 性 要 求 工 
程 造价 尽 可 能 低 ， 如 果 一 味 地 追求 经 济 效益 ， 可 能 会 导致 项 目的 功能 水 平 偏 低 ， 无 法 满足 
使 用 者 的 要 求 ; 技术 先进 性 追求 技术 的 尽善尽美 。 如 果 项 目 功能 水 平 先进 很 可 能 会 导致 工 



































程 造 价 偏 高 。 因 此 ， 技 术 先进 性 与 经 济 合理 性 是 一 对 矛盾 的 主体 ,设计 者 应 妥善 处 理 好 二 
者 的 关系 。 一 般 情况 在 满足 使 用 者 要 求 的 前 提 下 尽 可 能 降低 工程 造价 。 但 如 果 资 金 有 限 
制 ， 也 可 以 在 资金 限制 范围 内 ， 尽 可 能 提高 项 目 功能 水 平 。 
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(2) 设计 方案 必须 兼顾 建设 与 使 用 并 考虑 项 目 全 寿命 费用 。 工 程 在 建设 过 程 中 ,控制 
造价 是 一 个 非常 重要 的 目标 。 造 价 水 平 的 变化 会 影响 到 项 目 将 来 的 使 用 成 本 。 如 果 单 纯 降 
低 造价 ， 建 造 质量 得 不 到 保障 ， 就 会 导致 使 用 过 程 中 的 维修 费用 增加 ， 甚 至 有 可 能 发 4 
大 事故 ， 给 社会 财产 和 人 民 安 全 带 来 严重 损害 。 一 般 情 况 下 ， 项 目 技术 水 平 与 工程 造价 及 
使 用 成 本 之 间 的 关系 如 图 4. 1 所 示 。 在 设计 过 程 中 应 兼顾 建设 过 程 和 使 用 过 程 ， 力 求 项 目 
全 寿命 费用 最 低 。 
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图 4 1 工程 造价 、 使 用 成 本 与 顶 目 功能 水 平 之 间 的 关系 


G3) 设计 必须 划 项 近期 与 远 期 的 要 求 一 项 工程 建成 后 ， 往往 会 在 很 长 的 时 间 内 发 挥 
作用 。 如 果 按照 目前 的 要 求 设计 工程 ;在 不 远 的 将 来 ， 可 能 会 出 现 由 于 项 目 功 能 水 平 无 法 
满足 需要 而 重新 建造 的 情况 ; 但 是 如 果 按照 未 来 的 需要 设计 工程 ， 又 会 出 现 由 于 功能 水 平 
过 高 而 资源 闲置 浪费 的 现象 所 以 设计 首要 大 近期 和 过 期 的 要 求 选择 项 目 合理 的 功能 
水 平 。 Re 人 ~ 
4.1. 3 ”运用 综合 评价 法 优选 设计 方案 

在 设计 方案 的 选择 中 ， 采 用 方案 竞选 和 设计 招标 方式 选择 设计 方案 时 ， 通 常 采用 多 指 
标的 综合 评价 法 。 

采用 设计 方案 竞选 方式 的 一 般 是 规划 方案 和 总 体 设计 方案 。 通 常 由 组 织 竞选 单位 聘请 
有 关 专家 组 成 专家 评审 组 ， 专 家 评审 组 按照 技术 先进 、 功 能 合理 、 安 全 适用 、 满 足 节能 和 
环境 要 求 、 经 济 实用 、 美 观 的 原则 ， 同 时 考虑 设计 进度 的 快慢 、 设 计 单位 与 建筑 师 的 资历 
和 信誉 等 因素 综合 评定 设计 方案 优 劣 ， 择 优 确定 中 选 方案 。 评 定 优 劣 时 通常 以 一 个 或 两 个 
主要 指标 为 主 ， 再 综合 考虑 其 他 指标 。 


OK ICT TT 
设计 招标 中 对 设计 方案 的 选择 ,通常 由 设计 招标 单位 组 织 的 评 标 委员 会 按 设 计 方案 优 
劣 、 投 入 产 出 经 济 效益 好 坏 、 设 计 进度 快慢 、 设 计 资 历 和 社会 信誉 等 方面 进行 综合 评审 确 
定 最 优 标 。 
评 标 时 ， 可 根据 主要 指标 再 综合 考虑 其 他 指标 的 选 优 方 法 ; 也 可 采用 打分 的 方法 ， 先 
对 各 指标 考虑 “ 权 ” 值 ， 最 后 以 加 权 得 分 高 者 为 最 优 设计 方案 ， 其 计算 公式 为 


人 





IT 





工程 造价 拉 制 ANNAN 
es。 °°。 EBA 


S= Pw,.s, 4. 
i=1 


式 中 : S 一 一 设计 方案 总 得 分 ; 

Si 一 一 某 方案 在 评价 指标 i 上 的 得 分 ; 

Wi 一 一 评价 指标 i 的 权重 ; 

7 一 一 评价 指标 数 。 

多 指标 综合 评分 法 非常 类 似 于 价值 工程 中 的 加 权 评分 法 ， 其 区 别 就 在 于 : 加权 评 分 法 
中 不 将 成 本 作为 一 个 评价 指标 ， 而 将 其 单独 拿 出 来 计算 价值 系数 ， 多 指标 综合 评分 法 则 不 
将 成 本 单独 剔除 ， 如 果 需 要 ,成 本 也 是 一 个 评价 指标 。 


Bsn, , 伦 


【案例 概况 】 SN 
某 建筑 工程 有 4 个 设计 方案 ， 选 定 评价 指标 为 : sn 布置 、 经 济 性 、 美 观 性 共 4 项 ， 
各 指标 的 权重 及 各 方案 的 得 分 (10 分 制 ) 见 表 4 一 1， 设计 方案 。 计 算 结果 见 表 4 一 1。 
综合 评价 法 


计算 表 


























【案例 解析 】 

由 上 表 可 知 : 方案 A 的 加 权 得 分 最 高 ， 因 此 方案 人 最 优 。 

这 种 方法 的 优点 在 于 避免 了 多 指标 间 可 能 发 生 相互 矛盾 的 现象 ,评价 结果 是 叭 一 的 。 但 是 在 确定 权 
重 及 评分 过 程 中 存在 主观 腌 断 成 分 ， 由 于 分 值 是 相对 的 ， 因 而 不 能 直接 判断 各 方案 的 各 项 功能 实际 水 平 。 


4.1.4 运用 价值 工程 优化 设计 方案 


1. 价值 工程 原理 


IO IC TET 


价值 工程 是 通过 各 相关 领域 的 协作 ， 对 所 研究 对 象 的 功能 与 费用 进行 系统 分 析 ， 不 断 
创新 ， 旨 在 提高 研究 对 象 的 价值 的 思想 方法 和 管理 技术 。 


Te 


价值 工程 的 目的 是 以 研究 对 象 的 最 低 寿命 周期 成 本 可 靠 地 实现 使 用 者 所 需 的 功能 以 获 
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取 最 佳 的 综合 效益 。 价值 工程 的 目标 是 提高 研究 对 象 的 价值 ， 价 值 的 表达 式 为 : 价值 = 
功能 /成 本 。 因 此 提高 价值 的 途径 有 以 下 5 种 。 

(1) 在 提高 功能 水 平 的 同时 ， 降 低 成 本 。 

(2) 在 保持 成 本 不 变 的 情况 下 ， 提 高 功能 水 平 。 

(3) 在 保持 功能 水 平 不 变 的 情况 下 ， 降 低 成 本 。 

(4) 成 本 稍 有 增加 ， 功 能 水 平 大 幅度 提高 。 

(5) 功能 水 平 稍 有 下 降 ， 成 本 大 幅度 下 降 。 

价值 工程 是 一 项 有 组 织 的 管理 活动 ， 涉 及 面 广 ， 研 究 过 程 复杂 ， 必 须 按 照 一 定 的 程序 
进行 。 价 值 工程 的 工作 程序 如 下 。 

(1) 对 象 选择 。 在 这 一 步 应 明确 研究 目标 、 限 制 条 件 及 分 析 范 围 。 

(2) 组 成 价值 工程 领导 小 组 ， 并 制订 工作 计划 。 YA 

(3) 收集 与 研究 对 象 相关 的 信息 资料 。 此 项 工作 应 贯穿 于 价值 工程 的 全 过 程 。 

(4) 功能 系统 分 析 。 这 是 价值 工程 的 核心 ， 通 过 功能 系统 分 析 应 明确 功能 特性 要 求 ， 
弄 清 研究 对 象 各 项 功能 之 间 的 关系 ， 调整 功能 间 的 比重 、 | 使 研究 对 象 功能 结构 更 合理 。 

(5) 功能 评价 。 分 析 研究 对 象 各 项 功能 与 成 本 之 间 的 匹配 程度 ， 从 而 明确 功能 改进 区 
域 及 改进 思路 ， 为 方案 创新 打下 基础 。 A 

(6) 方案 创新 及 评价 。 在 前 面 功能 分 析 与 评价 的 基础 上 ， 提 出 各 种 不 同 的 方案 ， 并 从 
技术 、 经 济 和 社会 等 方面 综合 评价 各 方案 的 优 劣 ， 选 出 最 佳 方案 ,将 其 编写 为 提案 。 

(7) 由 主管 部 门 组 织 审 批 。 ~ 
(8) 方案 实施 与 检查 。 制订 实施 计划 、 组 织 
经 济 效果 进行 成 果 鉴 定 。 vx 

2 价值 工 程 在 流 计 阶 段 壬 价 控制 中 的 江 用 、》 
在 项 目 设计 中 组 织 价值 分 析 小 组 ， 从 分 析 功 能 人手 设计 项 目的 多 种 方案 ， 选 出 最 优 
方案 。 
(1) 项 目 设 计 阶 段 开展 价值 分 析 最 为 有 效 ， 因 为 成 本 降低 的 潜力 是 在 设计 阶段 。 

(2) 设计 与 施工 过 程 的 一 次 性 比重 大 。 建 筑 产 品 具有 固定 性 的 特点 ， 工 程 项 目 从 设计 
到 施工 是 一 次 性 的 单 件 生产 ， 因 而 耗资 巨大 的 项 目 更 应 开展 价值 分 析 ， 其 节约 的 投资 
更 多 。 
(3) 影响 项 目 总 费用 的 部 门 多 。 进 行 任何 一 项 工程 的 价值 分 析 ， 都 需要 组 织 各 有 关 方 
面 参加 ， 发 挥 集体 的 智慧 才能 取得 成 效 。 
(4) 项 目 设计 是 决定 建筑 物 使 用 性 质 、 建 筑 标准 、 平 面 和 空间 布局 的 工作 。 建 筑 物 的 
寿命 周期 越 长 ， 使 用 期 间 费 用 越 大 。 所 以 在 进行 价值 分 析 时 ， 应 按 整 个 寿命 周期 来 计算 全 
部 费用 ， 既 要 求 降低 一 次 性 投资 ， 又 要 求 在 使 用 过 程 中 节约 经 常 性 费用 。 

3. 价值 工程 在 新 建 项 目 设计 方案 优选 中 的 应 用 


乔 绝 国 燃 的 
在 新 建 项 目 设计 中 应 用 价值 工程 与 一 般 工业 产品 中 应 用 价值 工程 略 有 不 同 ， 因 为 建设 
项 目 具 有 单 件 性 和 一 次 性 的 特点 。 
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实施 % 并 站 踪 检查 ， 对 实施 后 取得 的 技术 
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整个 设计 方案 就 可 以 作为 价值 工程 的 研究 对 象 。 在 设计 阶段 实施 价值 工程 的 步骤 一 般 
如 下 。 
(1) 功能 分 析 。 建 筑 功能 是 指 建筑 产品 满足 社会 需要 的 各 种 性 能 的 总 和 。 不 同 的 建筑 
产品 有 不 同 的 使 用 功能 ， 它 们 通过 一 系列 建筑 因素 体现 出 来 ， 反 映 建筑 物 的 使 用 要 求 。 例 
如 ， 工 业 厂 房 要 能 满足 生产 一 定 工业 产品 的 要 求 ， 提 供 适 宜 的 生产 环境 ， 既 要 考虑 设备 布 
置 、 安 装 需要 的 场地 和 条 件 ， 又 要 考虑 必需 的 采暖 、 照 明 、 给 排水 、 隔 声 消 声 等 ， 以 利于 
生产 的 顺利 进行 。 建 筑 产品 的 功能 一 般 分 为 社会 性 功能 、 适 用 性 功能 、 技 术 性 功能 、 物 理 
性 功能 和 美学 功能 5 类 。 功 能 分 析 首 先 应 明确 项 目 各 类 功能 具体 有 哪些 ， 哪 些 是 主要 功 
能 ， 并 对 功能 进行 定义 和 整理 ， 绘 制 功 能 系统 图 。 

(2) 功能 评价 。 功 能 评价 主要 是 比较 各 项 功能 的 重要 程度 ， 用 0 -1 评分 法 、0 -4 
评分 法 、 环 比 评分 法 等 方法 。 OO i 


权 数 。 
CE 

0 一 1 评分 法 、0 -4 评分 法 的 使 用 方法 如 下 .LA 下 

1) 0 一 1 评 分 法 -NN 厂 

是 将 各 功能 一 一 对 比 ， 重 要 者 得 一 分 ;外 重要 的 得 0 分 ， 然 后 为 防止 功能 指数 中 出 现 
零 的 情况 ， 用 各 加 ] 分 的 方法 进行 修正 最 后 用 修正 得 分 除 以 总 得 分 即 为 功能 指数 。 

2) 0 一 4 评分 法 WY, x 

将 各 功能 一 一 对 比 ， 很 重要 的 功能 因素 得 4 分, , 另 二 个 很 不 重要 的 得 0 分 ; 较 重 要 的 
劝 能 因素 得 3 分 ， 另 一 个 较 不 重要 的 得 1 分 ， 同样 重要 或 基本 同样 重要 时 ， 则 两 个 功能 因 
素 各 得 2 分 。 a i ES 
Poe 

(4) 方案 创新 、 慷 据 功能 分 析 的 结果 ， 复 向 各 种 实现 功能 的 方案 。 

(4) 方案 评价 。 对 第 3 步 方案 创新 提出 的 各 种 方案 对 各 项 功能 的 满足 程度 打分 ; 然后 
以 功能 评价 系数 作为 权 数 计算 各 方案 的 功能 评价 得 分 ;最 后 再 计算 各 方案 的 价值 系数 ， 以 
价值 系数 最 大 者 为 最 优 。 


忆 


某 厂 有 3 层 砖 混 结构 住宅 14 峡 。 随 着 企业 的 不 断 发 展 壮大 ， 职 工人 数 逐 年 增加 ， 职 工 住房 条 件 
日 趋 紧张 。 为 改善 职工 居住 条 件 ， 该 厂 决定 在 原 有 住宅 区 内 新 建 住宅 。 

(1) 新 建 住宅 功能 分 析 。 为 了 使 住宅 扩建 工程 达到 投资 少 、 效 益 高 的 目的 ， 价 值 工程 小 组 工作 
人 员 认 真 分 析 了 住宅 扩建 工程 的 功能 ; 确定 增加 住房 户 数 (F1)、 改 善 居住 条 件 (F2) 、 增 加 使 用 面积 
(F3)、 利 用 原 有 土地 (F4)、 保 护 原 有 林木 (F5) 等 5 项 功能 作为 主要 功能 。 

(2) 功能 评价 。 经 价值 工程 小 组 集体 讨论 ， 认 为 增加 住房 户 数 最 重要 ， 改 善 居住 条 件 与 增加 使 
用 面积 同等 重要 ,利用 原 有 土地 与 保护 原 有 林木 不 太 重要 。 即 F1>>F2 一 F3>>F4 一 F5， 利 用 0-4 评 
分 法 ， 各 项 功能 的 评价 系数 见 表 4 一 2。 
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(3) 方案 创新 。 在 对 该 住宅 功能 评价 的 基础 上 ， ni 计 方案 ， 价值 工程 人 员 走 访 
了 住宅 原 设计 施工 负责 人 ， ER 核 住宅 楼 的 原 设计 图 纸 
和 施工 记录 ， 最 后 认定 原 住宅 地 基 条 件 较 好 ， 地 下 水 位 深 且 地 而 也 筑 虽 经 多 年 使 用 ， 但 各 承重 
构件 仍 很 坚固 ， 尤 其 原 基础 十 分 牢固 ， CS sh 工程 人 员 经 过 严密 计算 分 析 和 征 
求 各 方面 意见 ， 提 出 两 个 不 同 的 设计 方案 。 

方案 甲 : 所 容 包 括 : 屋顶 和 地 面 翻 修 、 内 墙 粉刷 、 外 
墙 抹 灰 ， 增 加 厨房 、 布 所 ， 改 造 给 排水 工程 ， 2 工程 需 投资 50 万 元 ,工期 4 个 月 ， 施 工期 











间 住户 需 全 部 迁 出 。 工 程 完工 后 ， 可 增加 原 有 绿化 林木 50% 被 破坏 。 
方案 乙 :拆除 旧 住宅 ， 建 设 新 住宅 ， 包括 : 拆除 原 有 dle 栋 ， 新建 住宅 每 栋 
60 套 ， 每 套 80m ， me et en 全 部 迁 出 。 工 程 完工 后 ， 可 增加 


住户 18 户 ， 原 有 绿化 林木 全 部 被 玻 疾 。 
(4) 方案 评价 。 利 用 rents 结果 见 表 4-3 和 表 4-4。 
表 4-3 各 六 这 的 功能 评价 表 




















































Fl 0. 350 
F2 0. 225 7 1.575 | 10 2.25 
F3 0.225 9 2.025 | 9 2.025 
F4 0. 100 10 | 6 0.6 
F5 0.100 5 0.5 | 1 0.1 
方案 加 权 得 分 和 8.6 | 8.475 
方案 功能 评价 系数 0.5037 0.496 3 
表 4-4 各 方案 价值 系数 计算 表 
修理 加 层 0.5037 50 0. 333 1.513 
拆 旧 建新 0.4963 | 100 0. 667 0.744 
兰 计 1.000 150 1. 000 
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经 计算 可 知 ， 修 理 加 层 方案 价值 系数 最 大 ， 因 此 选 定 方案 甲 为 最 优 方案 。 


4. 价值 工程 在 设计 阶段 工程 造价 控制 中 的 应 用 

利用 价值 工程 控制 设计 阶段 工程 造价 有 以 下 步 又 。 

(1) 对 象 选 择 。 在 设计 阶段 ， 应 用 价值 工程 控制 工程 造价 应 以 对 控制 造价 影响 较 大 的 
项 目 作为 价值 工程 的 研究 对 象 。 因 此 ， 可 以 应 用 ABC 分 析 法 将 设计 方案 的 成 本 分 解 ， 并 
分 成 A、B、C 共 3 类 ， 其 中 A 类 以 成 本 比重 大 ,品种 数量 少 作为 实施 价值 工程 的 重点 。 

(2) 功能 分 析 。 分 析 研究 对 象 具 有 哪些 功能 ， 各 项 功能 之 间 的 关系 如 何 。 

(3) 功能 评价 。 评 价 各 项 功能 ， 确 定 功能 评价 系数 ， 并 计算 实现 各 项 功能 的 现实 成 本 
是 多 少 ， 从 而 计算 各 项 功能 的 价值 系数 。 价 值 系数 小 于 1 的 ， 应 该 在 功能 水 平 不 变 的 条 件 
下 降低 成 本 ， 或 在 成 本 不 变 的 条 件 下 提高 功能 水 平 ， 价 值 系数 大 于 1 的 ， 如 果 是 重要 的 功 
能 ， 则 应 该 提高 成 本 ， 以 保证 重要 功能 的 实现 。 如 果 该 项 功能 不 重要 ， 可 以 不 做 改变 。 

(4) 分 配 目 标 成 本 。 根 据 限额 设计 的 要 求 ， 确 定 研究 对 象 的 目标 成 本 ， 并 以 功能 评价 
系数 为 基础 ， 将 目标 成 本 分 挫 到 各 项 功能 上 ， 与 各 项 功能 的 现实 成 本 进行 对 比 ， 确定 成 本 
改进 期 望 值 。 成 本 改进 期 望 信 大 的 ， 应 首先 重点 改进 。、 

(5) 方案 创新 及 评价 。 根 据 价值 分 析 结 果 及 目标 成 本 分 配 结果 的 要 求 提出 各 种 方案 
并 用 加 权 评 分 法 选 出 最 优 方案 ， 使 设计 方案 更 加 合理 ， 
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Sea elena 欲 运 用 价值 
工程 降低 工程 造价 。 


(1) 对 象 选 择 。 通 壕 分 析 基 造价 构成， 关 天 区 村 浙 占 上 建 工程 70%， 而 外 墙 造价 又 占 结构 
造价 的 1/3， ,人 外 东 际 积 在 结构 混凝土 总 量 让 只 占 1/4。 从 造价 构成 上 看 ， 外 墙 是 降低 工程 造价 的 
主要 矛盾 ， 应 作为 实施 价值 工程 的 重点 。 

(2) 功能 分 析 。 通 过 调研 和 功能 分 析 ， 了 解 到 外 墙 的 功能 主要 是 抵抗 横向 受 力 (F1)、 挡 风 防 十 
(F2)、 阳 热 防寒 (F3) 等 。 

(3) 功能 评价 。 目 前 该 设计 方案 中 使 用 的 是 长 330cm、 高 290cm、 厚 28cm、 重 约 4 吨 的 配 钢筋 
陶 粒 混凝土 墙 板 ， 造 价 345 元 ， 其 中 抵抗 水 平 力 功能 的 成 本 占 60%， 挡 风 防 雨 功能 的 成 本 占 16%%， 
隔 热 防 寒 功能 的 成 本 占 24%。 这 3 项 功能 的 重要 程度 比 为 F1 : F2 : F3 二 6 : 1 : 3， 各 项 功能 的 价值 
系数 计算 结果 见 表 4-5 和 表 4-6。 


表 4-5 功能 评价 系数 计算 结果 

















功能 重要 度 比 得 分 功能 评价 系数 
Fl Fl : F2=6:1 2 0.6 
F2 F2: F3=1:3 1/3 0.1 
F3 1 0.3 
合计 10/3 1.00 
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表 4-6 各 项 功能 价值 系数 计算 结果 











功能 功能 评价 系数 成 本 指数 价值 系数 
Fl 0.6 0.6 1 
F2 0.1 0.16 0. 625 
F3 0.3 0. 24 1.25 














由 上 表 计 算 结 果 可 知 ， 抵 抗 水 平 力 功能 与 成 本 匹配 较 好 ; 挡 风 防 雨 功 能 不 太 重要 ， 但 是 成 本 比重 仿 
高 ， 应 降低 成 本 ; 隔 热 防 寒 功 能 比较 重要 ， 但 是 成 本 比重 偏 低 ， 应 适当 增加 成 本 ， 假 设 相同 面 积 的 墙 板 ， 
根据 限额 设计 的 要 求 目标 成 本 是 320 元 ， 则 各 项 功能 的 成 本 改进 期 望 值 计 算 结果 见 表 4-7。 


表 4-7 目标 成 本 的 分 配 及 成 本 改进 期 望 值 的 计算 






















功能 功能 评价 系数 成 本 指数 目前 成 本 成 本 改进 期 望 值 
(1) (2) (3) =345x(2) (5)=(3)— (4) 

Fl 0.6 0.6 207 E 15 

F2 0.1 0.16 | 55.2 , XH 32 | 24.2 

F3 0.3 0.24 | 832 96 | 下 2 








由 以 上 计算 结果 可 知 ， 应 首先 降低 F2 的 成 本 ,| 鞭 尖 是 F1， 最 后 适当 增加 F3 的 成 本 。 
4.1.5 限额 设计 


1. 限额 设计 的 概念 


限额 设计 就 是 按照 批准 的 可 行 性 研究 报告 ;六 投资 信 算 控制 初步 设计 ， 按照 批准 的 初步 
设计 总 概算 控制 技术 设计 和 施工 图 设计 ， ,同时 各 专业 在 保证 达到 使 用 功能 的 前 提 下 ， 按 分 
配 的 投资 限额 控制 设计 严格 控制 不 合理 变更 保证 总 投资 额 不 被 突破 。 所 谓 限额 设计 就 是 
按照 设计 任务 书 批准 的 投资 估算 额 进行 初步 设计 ， 按 照 初步 设计 概算 造价 限额 进行 施工 图 
设计 ， 按 施工 图 预算 造价 对 施工 图 设计 的 各 个 专业 设计 文件 做 出 决策 。 投 资 分 解 和 工程 量 
控制 是 实行 限额 设计 的 有 效 途径 和 主要 方法 。 

2. 限额 设计 的 意义 


(1) 限额 设计 是 控制 工程 造价 的 重要 手段 ， 是 按 上 一 阶段 批准 的 投资 来 控制 下 一 阶段 
的 设计 ， 在 设计 中 以 控制 工程 量 与 设计 标准 为 主要 内 容 ， 用 以 克服 “三 超 ” 现 象 。 

(2) 限额 设计 有 利于 处 理 好 技术 与 经 济 的 对 立 统一 关系 ， 提 高 设计 质量 。 相机 和 
不 是 一 味 考虑 节约 投资 ， 也 绝 不 是 简单 地 将 投资 砍 一 刀 ， 而 是 包含 了 尊重 科学 、 尊 
际 、 实 事 求 是 、 精 心 设计 和 保证 科学 性 的 实际 内 容 。 

(3) 限额 设计 有 利于 强化 设计 人 员 的 工程 造价 意识 ， 使 设计 人 员 重视 工程 造价 。 

(4) 限额 设计 能 扭转 设计 概 预算 本 身 的 失控 现象 。 限 额 设计 在 设计 院内 部 可 促使 设计 
与 概 预算 形成 有 机 的 整体 。 

3. 限额 设计 的 目标 

1) 限额 设计 目标 的 确定 

限额 设计 目标 是 在 初步 设计 开始 前 根据 批准 的 可 行 性 研究 报告 及 其 投资 估算 而 确定 
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的 。 限 额 设计 指标 经 项 目 经 理 或 总 设计 师 提出 ， 经 主管 院 长 审批 下 达 。 其 总 额度 一 般 只 下 
达 直 接 工程 费 的 90%， 项 目 经 理 或 总 设计 师 和 室 主 任 留 有 一 定 的 调节 指标 ， 限 额 指标 完 
后 ， 必 须 经 批准 才能 调整 。 专 业 之 间或 专业 内 部 节约 下 来 的 单项 费用 未 经 批准 不 能 相互 
调 












































2) 采用 优化 设计 确保 限额 目标 的 实现 

优化 设计 是 以 系统 工程 理论 为 基础 ， 应 用 现代 数学 方法 对 工程 设计 方案 、 设 备 选 型 、 
参数 匹配 、 效 益 分 析 等 方面 进行 最 优化 的 设计 方法 ， 它 是 控制 投资 的 重要 措施 。 在 进行 优 
化 设计 时 ， 必 须根 据 问题 的 性 质 选择 不 同 的 优化 方法 。 一 般 来 说 ， 对 于 一 些 确定 性 问题 ， 
如 投资 、 资 源 消耗 、 时 间 等 有 关 条 件 已 确定 的 ， 可 采用 线性 规划 、 非 线性 规划 、 动 态 规划 
等 理论 和 方法 进行 优化 ， 对 于 一 些 非 确定 性 问题 ， 可 以 采用 排队 论 、 对 策 论 等 方法 进行 优 





化 ; 对 于 涉及 流量 的 问题 ， 可 以 采用 网 络 理论 进行 优化 。 (入 
4. 限额 设计 的 全 过 程 Ce 
O0098e… we 





人 并 法 训 的 东 员 渍 生计 的 各 个 队 撤 ， 基于 的 机 册 机 - 

Q) 在 设计 任务 书 批准 的 投资 限额 内 进步 落实 投资 限额 的 实现 。 初步 设计 是 方案 比 
较 优 选 的 结果 ， 是 项 目 投资 估算 的 进一步 具体 化 。 在 初步 设计 开始 时 ， 将 设计 任务 书 的 设 
计 原 则 、 建设 方针 和 各 项 控制 经 济 特 标 告 知 设计 人 员 ,> 对 关键 设备 、 工艺 流程 、 总 图 方 
案 、 主 要 建筑 和 各 种 费用 指标 要 提出 技术 经 济 方 案 光 约 研究 实现 设计 任务 书 中 投资 限额 
的 可 能 性 ， 特 别 注意 对 投资 有 较 大 影响 的 因素 。 

(2) 将 施工 图 枯 信 严格 六 制 在 批准 的 概算 庆 内 ”设计 单位 的 最 终 产 品 是 施工 图 设计 ， 
它 是 工程 建设 的 依据 设计 部 门 在 进行 施工 图 设计 的 过 程 中 ， 要 随时 控制 造价 、 调 整 设 
计 。 要 求 从 设计 部 门 发 出 的 施工 图 ， 其 造价 产 格 控 制 在 批准 的 概算 以 内 。 

(3) 加 强 设计 变更 管理 工作 。 在 初步 设计 阶段 由 于 外 部 条 件 的 制约 和 人 们 主观 认识 的 
局 限 ， 往 往 会 造成 施工 图 设计 阶段 甚至 施工 过 程 中 的 局 部 修改 和 变更 ， 这 是 使 设计 、 建 设 
更 趋 完善 的 正常 现象 ， 由 此 会 引起 对 已 经 确认 的 概算 价格 的 变化 ， 这 种 变化 在 一 定 范围 内 
是 允许 的 ， 但 必须 经 过 核算 和 调整 。 如 果 施 工 图 设计 变化 涉及 建设 规模 、 产 品 方案 、 工 艺 
流程 或 设计 方案 的 重大 变更 而 使 原初 步 设计 失去 指导 施工 图 设计 的 意义 时 ， 必 须 重新 编制 
或 修改 初步 设计 文件 并 重新 报 原审 查 单位 审批 。 对 于 非 发 生 不 可 的 设计 变更 应 尽量 提前 进 
行 ， 以 减少 变更 对 工程 造成 的 损失 ， 对 影响 工程 造价 的 重大 设计 变更 ， 则 要 采取 先 算 账 后 
变更 的 办 法 以 使 工程 造价 得 到 有 效 控制 。 
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42 设计 概算 的 编制 与 审查 


4.2.1 ”设计 概算 的 内 容 
[CR 
设计 概算 是 设计 文件 的 重要 组 成 部 分 ， 是 在 投资 估算 的 控制 下 由 设计 单位 根据 初步 设 
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计 ( 或 扩大 初步 设计 ) 图 纸 、 概 算 定 额 (或 概算 指标 )、 各 项 费用 定额 或 取 费 标准 (指标 )、 建 
设 地 区 自然 、 技 术 经 济 条 件 和 设备 、 材 料 预算 价格 等 资料 ， 编 制 和 确定 建设 项 目 从 筹建 至 
竣工 交付 使 用 所 需 全 部 费用 的 文件 。 采 用 两 阶段 设计 的 建设 项 目 ， 初 步 设计 阶段 必须 编制 
设计 概算 ; 采用 三 阶段 设计 的 建设 项 目 ， 技 术 设计 阶段 必须 编制 修正 概算 。 

设计 概算 是 在 初步 设计 或 扩大 初步 设计 阶段 ， 设 计 概算 可 分 单位 工程 概算 、 单 项 工程 
综合 概算 和 建设 项 目 总 概算 三 级 。 各 级 之 间 概 算 的 相互 关系 如 图 4. 2 所 示 。 






单位 建筑 工程 预算 







单项 工程 综合 概算 























单位 设备 及 安装 工程 概算 - 村 
[各 建设 其 他 费用 概 氏 全 
Er 
EE 站 

图 4.2 设计 的 三 纹 和 关 和 


1. 单位 工程 概算 X 


单位 工 各 本 是 确定 各 单位 工交 建设 费用 的 文件 ， 是 编制 单项 工程 综合 概算 的 依据 ， 
是 单项 工程 综合 概算 的 组 成 部 分 。 单位 工程 概算 按 其 工程 性 质 可 分 为 建筑 工程 概算 和 设备 
及 安装 工程 要 和 丙 大 类 建筑 二 各 概算 包括 十 建 二 各 相 筑 ， 给 排水 、 采 暧 工程 概算 ， 通 
风 、 空 调 工程 概算 ， 电气 、 照明 工程 概算 ， 弱电 工程 概算 ， 特殊 构筑 物 工程 概算 等 ; 设备 
及 改装 工程 竺 包括 人 枯 设 备 及 安装 工程 骨 往 。 语 气 设 备 及 安装 工程 和 热力 设备 及 安 
装 工程 概算 ， 实生 、 器 具 及 生产 家 具 购置 概算 等 

和 单项 工程 综 合 概算 

单项 工程 综合 概算 是 确定 一 个 单项 工程 所 需 建设 费用 的 文件 ， 它 是 由 单项 工程 中 的 各 
单位 工程 概算 汇总 编制 而 成 的 ， 是 建设 项 目 总 概算 的 组 成 部 分 。 单 项 工程 综合 概算 的 组 成 
内 容 如 图 4. 3 所 示 。 

3. 建设 项 目 总 概算 

建设 项 目 总 概算 是 确定 整个 建设 项 目 从 筹建 到 竣工 验收 所 需 全 部 费用 的 文件 ， 它 是 由 
各 单项 工程 综合 概算 、 工 程 建 设 其 他 费用 概算 、 预 备 费 、 建 设 期 贷款 利息 汇总 编制 而 成 
的 ， 内 容 如 图 4.4 所 示 。 


OCT 
设计 概算 的 编制 依据 需要 注意 以 下 方面 。 
(1) 国家 有 关 建 设 和 造价 管理 的 法 律 、 法 规 和 方针 政策 。 
(2) 批准 的 建设 项 目的 设计 任务 书 ( 或 批准 的 可 行 性 研究 文件 ) 和 主管 部 门 的 有 关 
规定 。 
(3) 初步 设计 项 目 一 览 表 。 
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一 般 土建 工程 概算 








给 排水 、 采 暧 工程 概算 















通风 、 空 调 工程 概算 





建筑 单位 工程 概算 





电气 、 照 明 工 程 概算 





能 电工 程 概算 








特殊 构筑 物 工程 概算 


机 械 设备 及 安装 工程 概算 





电气 设备 及 安装 工程 概算 


壮 莱 宁 莹 训导 澡 臣 





热力 设备 及 安装 工程 概算 
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(4) 能 满足 编制 设计 概算 的 各 专业 的 设计 图 纸 、 文 字 说 明和 主要 设备 表 ， 其 中 包括 以 
下 内 容 。 

@ 土建 工程 中 建筑 专业 提交 建筑 平 、 立 、 剖 面 图 和 初步 设计 文字 说 明 ( 应 说 明 或 注 明 
装修 标准 、 门 窗 尺 寸 )。 结 构 专 业 提交 结构 平面 布置 图 、 构 件 截 面 尺寸 、 特 殊 构 件 配 筋 率 。 

@ 给 水 排水 、 电 气 、 采 暖 通风 、 空 气 调 节 、 动 力 等 专业 提交 平面 布置 图 或 文字 说 明 
和 主要 设备 表 。 

@ 室外 工程 有 关 各 专业 提交 平面 布置 图 ， 总 图 专业 提交 建设 场地 的 地 形 图 和 场地 设 
计 标 高 及 道路 、 排 水 沟 、 挡 土 墙 、 围 墙 等 构筑 物 的 断面 尺寸 。 

(5) 当地 和 主管 部 门 的 现行 建筑 工程 和 专业 安装 工程 的 概算 定额 (或 预算 定额 、 综 合 
预算 定额 )、 单 位 估价 表 、 材 料及 构 配件 预算 价格 、 工 程 费 用 定额 和 有 关 弗 用 规定 的 文件 
等 资料 。 A 
(6) 现行 的 有 关 设 备 原价 及 运 杂 费 率 。 
(7) 现行 的 有 关 其 他 费用 定额 、 指 标 和 价格 。 \ YAN、 
(8) 建设 场地 的 自然 条 件 和 施工 条 件 。 , 六 + 
(9) 类 似 工程 的 概 、 预 算 及 技术 经 济 指标 。 、 
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4.2.2 ”设计 概算 的 编制 方法 





单位 工程 概算 的 编制 方 溪 介 织 名 下 。 
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建筑 工程 概算 的 编制 方法 一 般 有 扩大 单价 法 、 概 算 指标 法 两 种 形式 ; 设备 及 安装 工程 
概算 的 编制 方法 有 预算 单价 法 、 扩 大 单价 法 、 概 算 指 标 法 等 。 

1) 建筑 工程 概算 的 编制 方法 

(1) 扩大 单价 法 。 首 先 根据 概算 定额 编制 扩大 单位 估价 表 ( 概 算 定 额 基价 )。 扩 大 单位 
估价 表 是 确定 单位 工程 中 各 扩大 分 部 分 项 工程 或 完整 的 结构 构件 所 需 全 部 材料 费 、 人 工 
费 、 施 工 机 械 使 用 费 之 和 的 文件 ， 计 算 公式 为 
概算 定额 基价 一 概算 定额 单位 材料 费 十 概算 定额 单位 人 工 费 十 概算 定额 单位 施工 机 械 使 用 费 

三 2 概算 定额 中 材料 消耗 量 X 材 料 预算 价格 十 > 概算 定额 中 人 工 工 日 消耗 量 


久 人 工 工 资 单价 十 >) 概算 定额 中 施工 机 械 台 班 消耗 量 X 机 械 台 班 费 用 价格 
(4.2) 
将 扩大 分 部 分 项 工程 的 工程 量 乘 以 扩大 单位 估价 进行 计算 。 其 中 工程 量 的 计算 ,必须 
按 定额 中 规定 的 各 个 分 部 分 项 工程 内 容 ， 遵 循 定额 中 规定 的 计量 单位 、 工 程 量 计算 规则 及 
方法 来 进行 。 完 整 的 步 又 如 下 。 
名 根据 初步 设计 图 纸 和 说 明 书 ， 按 概算 定额 中 划分 的 项 目 计算 工 程 量 。 有 些 无 法 直 
接 计 算 的 零星 工程 ， 如 散 水 、 台 阶 、 厕 所 蹲 台 等 ， 可 根据 概算 定额 的 规定 ， 按 主要 工程 费 
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目的 百分率 (一般 为 5 外 一 8%) 计 算 。 

@ 根据 计算 的 工程 量 套用 相应 的 扩大 单位 估价 ， 计 算出 材料 费 、 人 工 费 、 施 工 机 械 
使 用 费 三 者 之 和 。 

@ 根据 有 关 取 费 标 准 计算 间接 费 、 利 润 和 税金 等 。 

@ 将 上 述 各 项 费用 累加 ， 其 和 为 建筑 工程 概算 造价 。 

(2) 概算 指标 法 。 用 概算 指标 编制 概算 的 方法 有 如 下 两 种 。 
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由 于 设计 深度 不 够 等 原因 ， 对 一 般 附属 、 辅 助 和 服务 工程 等 项 目 ， 以 及 住宅 和 文化 福 
利 工程 项 目 或 投资 比较 小 、 比 较 简单 的 工程 项 目 ， 可 采用 概算 指标 法 编制 概算 。 
ed 
第 一 种 方法 ， 直 接 用 概算 指标 编制 单位 工程 概算 。 Ot 
标的 结构 特征 时 ， 可 直接 用 概算 指标 编制 概算 。 
Q@ 根据 概算 指标 计算 出 直接 费用 ， a i 
a 计算 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 械 使 用 费 即 直接 
人 工 费 = 概算 指标 规定 的 二 目 数 X 人 工 单价 (4. 3) 
材料 费 一 主要 材料 由 + 其 他 材料 (4.4) 



































其 中 
XA 
主要 材料 费 一 光 (入 谢 术 们 主要 材料 用 是 x 地 区 守 料 于 作价) (4. 5) 


其 他 材料 费 一 习 生变 材料 费 x 其 他 材料 占 于 要 材料 费 百 分 比 ) (4.6) 
概算 指标 直接 费 一 头 工 费 十 材料 费 十 施工 机 械 使 用 费 ( 元 /100m 或 元 /1 000m)(4.7) 
b. 计算 单位 直接 费 。 单 位 直接 费 根 据 概算 直接 费 进行 计算 。 

.单位 直接 费 一 概算 指标 直接 费 / 100( 或 1000) (元 /或 元 /mi) (4.8) 
c 计算 间接 费 、 利 润 、 税 金 等 及 概算 单价 。 各 项 费用 计算 方法 与 用 概算 定额 编制 概算 
相同 ， 概 算 单价 为 各 项 费用 之 和 。 
d. 计算 单位 工程 概算 价值 。 
概算 价值 = 单位 工程 建筑 面积 或 建筑 体积 Xx 概 算 单价 (4.9) 
e. 计算 技术 经 济 指标 。 
@ 根据 基价 调整 系数 计算 概算 指标 调整 后 基价 ， 然 后 编制 概算 。 其 编制 步骤 如 下 。 
a. 计算 调整 后 基价 。 


调整 后 基价 三 概算 指标 规定 的 基价 X 基 价 调整 系数 (4.10) 
式 中 : 基价 调整 系数 按 本 地 区 规定 执行 。 
b. 计算 工程 直接 费 。 
直接 费 == 单 位 工程 建筑 面积 或 建筑 体积 调整 后 基价 (4.11) 











c 计算 单位 工程 概算 价值 。 

根据 所 计算 的 间接 费 、 利 润 、 税 金 确定 单位 工程 概算 价值 和 技术 经 济 指标 ， 计 算 方法 
同 前 。 
第 二 种 方法 : 用 修正 概算 指标 编制 单位 工程 概算 。 
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当 设 计 对 象 结构 特征 与 概算 指标 的 结构 特征 局 部 有 差别 时 ， 可 用 修正 概算 指标 ， 再 根 
据 已 计算 的 建筑 面积 或 建筑 体积 乘 以 修正 后 的 概算 指标 及 单位 价值 ， 算 出 工程 概算 价值 。 

概算 指标 修正 方法 的 基本 步 又 如 下 。 

Oz 根据 概算 指标 算出 每 平方 米 建筑 面积 或 每 立方 米 建筑 体积 的 直接 费 ( 方 法 同 前 ) 。 

@ 换算 与 设计 不 符 的 结构 构件 价值 ， 即 

换 出 (入 ) 结 构 _ 换 出 (入 ) 结 构 相应 概算 定额 的 地 区 C4. 12) 
构件 价值 构件 工程 量 ”单价 /100( 或 1000)( 元 /nr 或 元 /mi) 

其 中 : 构件 工程 量 从 工程 量 指标 中 查 出 。 














@ 求 出 修正 后 的 单位 直接 费 。 , 修 
单位 直接 费 修正 值 = 原 概算 指标 单位 直接 费 一 换 出 结构 构件 价 值 十 换 入 结构 构件 价值 
LN (4.13) 
, 冰 二 





一 应 用 家 例 4-4 


某 住宅 工程 建筑 面积 为 4 200m?， wa 
1 200 元 。 林芝 措 林内 基 虽 尖 汪 二 和 We 

【案例 解析 】 ~ 

修正 情况 见 表 4 一 8。 

直下 羽生 人 工人 六 般 土建 工程 概算 。 


和 




















全 < 表 4-8 建筑 工程 概算 指 标 修正 表 
序号 村 lbh 单位 单价 /元 合 价 /元 备注 
元 元 
网 号 一 般 土建 工程 

换 出 部 分 : 

四 带 形 毛 石 基础 A mm 18 480. 20 8 644. 60 
@ 砖 外 墙 A me 52 580. 40 30 180. 80 
@ 合 计 38 824. 40 
换 人 部 分 : 

@D 带 形 毛 石 基础 B mm 19. 80 480. 20 9 507. 96 
@ 砖 外 墙 了 B mm 61.50 580. 40 35 694. 60 
合计 45 202. 56 

单位 直接 费 1 200 一 38 824. 40/100 十 45 202. 56/100 
修正 指标 一 1 264. 78( 元 /m?) 














2) 设备 及 安装 工程 概算 的 编制 方法 

设备 及 安装 工程 概算 包括 设备 购置 费用 概算 和 设备 安装 工程 费用 概算 两 大 部 分 。 

(1) 设备 购置 费 概算 编制 方法 。 设 备 购 置 费 是 根据 初步 设计 的 设备 清单 计算 出 设备 原 
价 ， 并 汇总 求 出 设备 总 原价 ， 然 后 按 有 关 规 定 的 设备 运 杂 费 率 乘 以 设备 总 原价 ， 两 项 相 加 
即 为 设备 购置 费 概算 ， 其 公式 为 
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设备 购置 费 概算 三 > (设备 清单 中 的 设备 数量 X 设备 原价 ) X (1 十 运 杂 费 率 ) 
(4.14) 
或 
设备 购置 费 概算 王 > (设备 清单 中 的 设备 数量 X 设备 预算 价格 ) (4.15) 
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国产 标准 设备 原价 可 根据 设备 型 号 、 规 格 、 性 能 、 材 质 、 数 量 及 附带 的 配件 向 制造 厂 
家 询 价 或 向 设备 、 材 料 信息 部 门 查询 或 按 主管 部 规定 的 现行 价格 逐 项 计算 。 非 主要 标准 设 
备 和 工 器 具 、 生 产 家 具 的 原价 可 按 主要 标准 设备 原价 的 百分比 计算 ， 百 分 比 指标 按 主管 部 
门 或 地 区 有 关 规 定 执行 。 _ 
To 
产 非 标准 设备 原价 在 设计 概算 时 可 按 下 列 两 种 方法 确定 : 

Q@ 非 标 设备 台 ( 件 ) 佑 价 指标 法 。 根 据 非 标 设备 的 类 别 、 重量、 性 能 、 材 质 等 情况 ， 
以 每 台 设备 规定 的 估价 指标 计算 ， 其 公式 为 ,站 

非 标准 设备 原价 一 设备 台数 X 每 咎 设备 村 价 指标 (元 / 台 (4.16) 

@ 非 标准 设备 吨 重 估价 指标 法 。 根 据 非 标准 设备 的 类 别 、 性 能 、 质 量 、 材 质 等 情况 ， 

以 某 类 设备 所 规定 吨 重 估价 指标 计算 ,其 公式 为 
非 祭 准 设备 原价 一 设备 呈 重 每 呈 重 设备 估价 指标 (元 /时 (4.17) 

(2) 设备 安装 工程 概算 的 编制 方法 。 设备 安装 工程 概算 的 编制 方法 是 根据 初步 设计 深 
度 和 要 求 明确 的 程度 来 确定 的 "其 主要 编制 方法 有 以 下 几 种 。 

Q 预算 单价 法 。 当 初步 设计 较 深 ， 有 详细 的 设备 清单 时 ， 可 直接 按 安装 工程 预算 定 
颁 单 价 编制 安装 工程 概算 ， ER 帮工 程 施工 图 预算 。 该 法 具有 计算 比较 
具体 、 精 确 性 较 高 的 优点 。 

@ 扩大 单价 源 。 当 初步 设计 深度 不 够 ， 设备 清单 不 完 备 ， 只 有 主体 设备 或 仅 有 成 套 
设备 重量 时 ， 可 采用 主体 设备 、 成 套 设备 的 综合 扩大 安装 单价 来 编制 概算 。 

@ 概算 指标 法 。 当 初步 设计 的 设备 清单 不 完备 ， 或 安装 预算 单价 及 扩大 综合 单价 不 
全 ， 无 法 采用 预算 单价 法 和 扩大 单价 法 时 ， 可 采用 概算 指标 编制 概算 。 概 算 指 标的 形式 较 
多 ,概括 起 来 主要 可 按 以 下 几 种 指标 进行 计算 。 

a. 按 占 设备 价值 的 百分比 (安装 费 率 ) 的 概算 指标 计算 。 














设备 安装 费 二 设备 原 价 X 设 备 安装 费 率 (4. 18) 

b. 按 每 吨 设备 安装 费 的 概算 指标 计算 。 
设备 安装 费 == 设 备 总 吨 数 X 每 吨 设备 安装 费 (4. 19) 
c. 按 座 、 台 、 套 、 组 、 根 或 功能 等 为 计量 单位 的 概算 指标 计算 。 如 工业 炉 ， 按 每 台 安 


装 费 指标 计算 。 
d 按 设 备 安装 工程 每 平方 米 建筑 面积 的 概算 指标 计算 。 
上 述 @ 两 种 方法 的 具体 操作 与 建筑 工程 概算 相 类 似 。 
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4.2.3 单项 工程 综合 概算 的 编制 


1. 单项 工程 综合 概算 的 含义 


单项 工程 综合 概算 是 确定 单项 工程 建设 费用 的 综合 性 文件 ， 它 是 由 该 单项 工程 的 各 专 
业 单位 工程 概算 汇总 而 成 的 ， 是 建设 项 目 总 概算 的 组 成 部 分 。 

2. 单项 工程 综合 概算 的 内 容 

1) 编制 说 明 

编制 说 明 应 列 在 综合 概算 表 的 前 面 ， 其 内 容 包 括 以 下 方面 。 

(1) 编制 依据 。 包 括 国家 和 有 关 部 门 的 规定 ， 设 计 文件 、 现 行 慨 算 定额 或 概算 指标 、 
设备 材料 的 预算 价格 和 费用 指标 等。 

(2) 编制 方法 。 说 明 设 计 概算 是 采用 概算 定额 法 还 是 采用 概 筑 指 标 法 。 

(3) 主要 设备 、 材 料 (钢材 、 木 材 、 水 泥 ) 的 数量 。 “ANNA 

(4) 其 他 需要 说 明 的 有 关 问 题 。 \ 

2) 综合 概算 表 

综合 概算 表 的 内 容 包 括 以 下 方面 。 。 、、: 

(1) 综合 概算 表 的 项 目 组 成 。 工业 建设 项 目 综合 概 备 表 是 由 建筑 工程 和 设备 及 安装 工 
程 两 大 部 分 组 成 的 ， 民 用 工程 项 目 综合 概算 表 是 建筑 工程 中 的 一 项 。 

(2) 综合 概算 的 费用 组 成 。 一 般 应 包括 建筑 工程 费用 :安装 工程 费用 、 设 备 购置 及 工 
器 具 和 生产 家 具 购置 费 等 。 当 丰 编制 概算 时 还 应 包括 二 程 建设 其 他 引用 、 建设 期 贷款 利 
息 、 预 备 费 等 费用 项 目 。。 et 


4.2.4 上 交大 











, 六 二 








1 个 


总 概算 书 一 般 由 编制 说 明 、 总 概算 表 及 所 含 综 合 概算 表 、 其 他 工程 和 费用 概算 表 





组 成 





(1) 工程 概况 。 说 明 工 程 建设 地 址 、 建 设 条 件 、 期 限 、 名 称 、 产 量 、 品 种 、 规 模 、 功 
及 厂 外 工程 的 主要 情况 等 。 
(2) 编制 依据 。 说 明 设计 文件 、 定 额 、 价 格 及 费用 指标 等 依据 。 
(3) 编制 范围 。 说 明 总 概算 书包 括 与 未 包括 的 工程 项 目 和 费用 。 
(4) 编制 方法 。 说 明 采 用 何 种 方法 编制 等 。 
(5) 投资 分 析 。 分 析 各 项 工程 费用 所 占 比 重 、 各 项 费用 组 成 、 投 资 效 果 等 。 此 外 ， 还 
要 与 类 似 工程 进行 比较 ,分 析 投 资 高 低 的 原因 以 及 论证 该 设计 是 否 经 济 合 理 。 
(6) 主要 设备 和 材料 数量 。 说 明 主 要 机 械 设 备 、 电 器 设备 及 主要 建筑 材料 的 数量 。 
(7) 其 他 有 关 问 题 。 
2. 总 概算 表 的 编制 方法 
(1) 按 总 概算 组 成 的 顺序 和 各 项 费用 的 性 质 ， 将 各 个 单项 工程 综合 概算 及 其 他 工程 和 
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费用 概算 汇总 列 人 总 概算 表 ， 如 表 4- 9 所 示 。 
(2) 将 工程 项 目 和 费用 名 称 及 各 项 数值 填 人 相应 的 各 个 栏 内 。 
(3) 以 汇总 后 总 额 为 基础 ， 按 取 费 标准 计算 预备 费用 、 建 设 期 利息 、 铺 底 流 动 资 
金 等 。 
(4) 计算 回收 金额 。 回 收 金 额 是 指 在 整个 基本 建设 过 程 中 所 获得 的 各 种 收入 ， 回 收 金 
额 的 计算 方法 应 按 地 区 主管 部 门 的 规定 执行 。 
(5) 计算 总 概算 价值 。 
总 概算 价值 = 第 一 部 分 费用 十 第 二 部 分 费用 十 预备 费 十 建设 期 利息 十 铺底 流动 资金 一 回收 金额 
(6) 计算 技术 经 济 指标 。 整 个 项 目的 技术 经 济 指标 应 选择 有 代表 性 和 能 说 明 投 资 效 果 
的 指标 填 人 。 
(7) 投资 分 析 。 为 对 基本 建设 投资 分 配 、 id 应 在 总 概算 表 中 计算 
出 各 项 工程 和 费用 投资 所 占 总 投资 比例 ， J 费用 的 投资 占 总 投资 的 


比例 。 \\ 
表 4-9 总 概算 表 SY}- 
~ 


| 本 : NN 
pr xxx NS 





其 中 回收 金额 ，X Xx 















、 辅 助 生产 项 目 





3 机 修 车 间 X|x|x| x 如 |. 痪 

4 木工 车 间 X|x|x| x 窒 | 沪 
小 计 泥 || 沙 | 受 x|x 
三 、 公 用 设施 工程 项 目 

5 变 电 所 x|x|x x |x 

6 锅炉 房 让 | 家 | 党 奖 | 洋 
小 计 x|x|x 爱 ||. 襄 
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四 、 生 活 、 福 利 、 文 化 
教育 及 服务 项 目 

7 职工 住宅 

办 公 


第 一 部 分 工程 费用 合计 
第 二 部 分 其 他 工程 和 





第 二 部 分 其 他 工程 和 
费用 合计 
































审核 : 校对 : 编制 : 年 月 日 


3. 设计 概算 的 审查 


1) 设计 概算 的 审查 内 容 

(1) 审查 设计 概算 的 编制 依据 包括 3 方面 。 

@ 审查 编制 依据 的 合法 性 。 

@ 审查 编制 依据 的 时 效 性 。 

@ 审查 编制 依据 的 适用 范围 。 

(2) 审查 概算 编制 深度 包括 以 下 几 点 。 

@ 审查 编制 说 明 。 审 查 编制 说 明 可 以 检查 概算 的 编制 方法 、 深 度 和 编制 依据 等 重大 
原则 问题 ， 若 编制 说 明 有 差错 ， 具 体 概 算 必 有 差错 。 

加 审查 概算 编制 深度 。 一 般 大 中 型 项 目的 设计 概算 ， 应 有 完整 的 编制 说 明和 “三 级 
概算 ”， 并 按 有 关 规定 的 深度 进行 编制 。 
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@ 审查 概算 的 编制 范围 。 审 查 概算 编制 范围 及 具体 内 容 是 否 与 主管 部 门 批准 的 建设 
项 目 范围 及 具体 工程 内 容 一 致 ， 审 查分 期 建设 项 目的 建筑 范围 及 具体 工程 内 容 有 无 重复 交 
叉 ， 是 否 重 复 计算 或 漏 算 ; 审查 其 他 费用 应 列 的 项 目 是 否 符合 规定 ， 静 态 投 资 、 动 态 投资 
和 经 营 性 项 目 铺底 流动 资金 是 否 分 别 列 出 等 。 

(3) 审查 工程 概算 的 内 容 包括 以 下 方面 。 

@ 审查 概算 的 编制 是 否 符合 党 的 方针 、 政 策 ， 是 否 根据 工程 所 在 地 的 自然 条 件 而 编制 。 

@ 审查 建设 规模 (投资 规模 、 生 产能 力 等 )、 建 设 标准 (用 地 指标 、 建 筑 标准 等 ) 、 配 
套 工 程 、 设 计 定 员 等 是 否 符合 原 批 准 的 可 行 性 研究 报告 或 立项 批文 的 标准 。 


对 总 和 投资 超过 拓 准 投资 信 算 1056 以 上 的 ， 应 查 明 原 因 ， 重 新 上 报 审批 。 
oo 

































































@ 审查 编制 方法 、 计 价 依据 和 程序 是 否 符合 现行 规定 CC 

@ 审查 工程 量 是 否 正确 。 工 程 量 的 计算 是 否 根据 初步 设计 图 纸 、 概 算 定额 、 工 程 量 
计算 规则 和 施工 组 织 设计 的 楼 求 进行 ， 有 无 多 算 、 重生 和 和 沁 算 ， 尤其 对 工程 量 大 、 造 价 高 
的 项 目 要 重点 审查 。 

@@ 审查 材料 用 量 和 价格 。 市 查 主要 堵 料 叶 用 计数 据 是 否 正确 ， 材料 预算 价格 是 否 符 
合 工程 所 在 地 的 价格 水 平 ， 材 料 价差 调整 是 否 符 合 现行 规定 及 其 计算 是 否 正 确 等 。 

@ 审查 设备 规格 、 数 量 和 配置 是 奉 符合 设计 要 求 ， 是 否 与 设备 清单 一 致 ， 设备 预算 
价格 是 否 真实 、 设备 原价 和 运 杂 雪 的 计算 是 否 正确 。 > 

@ 审查 建筑 安装 工程 的 各 项 费用 的 计 取 是 否 符 容 国家 或 地 方 有 关 部 门 的 现行 规定 ， 
计算 程序 和 取 费 标准 是 否 正确 。 人 

@@ 市 查 综合 要 处、 总 概算 的 编制 内 容 5 方 法 是 否 符 全 现行 规定 和 设计 文件 的 要 求 
ei 有 无 将 非 生产 性 项 目 以 生产 性 项 目 列 入 。 

@ 审查 总 概算 文件 的 组 成 内 容 是 否 完整 地 包括 了 建设 项 目 从 筹建 到 竣工 投产 为 目的 


























全 部 费用 组 成 。 
图 审查 工程 建设 其 他 费用 。 这 部 分 费用 内 容 多 、 弹 性 大 ， 约 占 项 目 总 投资 25% 以 上 ， 
要 按 国家 和 地 区 规定 逐 项 审查 。 


@ 审查 项 目的 “三 废 ”治理 。 拟 建 项 目 必须 同时 安排 “三 废 ”( 废 水 、 废 气 、 废 酒 ) 的 
治理 方案 和 投资 ， 对 于 未 做 安排 而 漏 项 或 多 算 、 重 算 的 项 目 ， 要 按 国家 有 关 规定 核实 投 
资 ， 使 “三 废 ”排放 达到 国家 标准 。 

@ 审查 技术 经 济 指标 。 主 要 审查 技术 经 济 指标 计算 方法 和 程序 是 否 正确 ， 综 合 指标 
和 单项 指标 与 同类 型 工程 指标 相 比 ， 是 偏 高 还 是 偏 低 ， 其 原因 是 什么 并 予以 纠正 。 

图 审查 投资 经 济 效果 。 设 计 概 算是 初步 设计 经 济 效果 的 反映 ， 要 按照 生产 规模 、 工 
艺 流程 、 产 品 品种 和 质量 ， 从 企业 的 投资 效益 和 投产 后 的 运营 效益 全 面 分 析 ， 是 否 达到 了 
先进 可 靠 、 经 济 合理 的 要 求 。 

2) 审查 设计 概算 的 方法 


@ 000 Oi 
采用 适当 方法 审查 设计 概算 ， 是 确保 审查 质量 、 提 高 审查 效率 的 关键 。 


Ts 
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(1) 对 比分 析 法 。 对 比分 析 法 主要 是 通过 建设 规模 、 标 准 与 立项 批文 对 比 ; 工程 数量 
与 设计 图 纸 对 比 ; 综合 范围 、 内 容 与 编制 方法 、 规 定 对 比 ; 各 项 取 费 与 规定 标准 对 比 ; 材 
料 、 人 工 单 价 与 统一 信息 对 比 ; 引进 设备 、 技 术 投资 与 报价 要 求 对 比 ; 技术 经 济 指标 与 同 
类 工程 对 比 等 ， 通 过 以 上 对 比 ， 容 易 发 现 设计 概算 存在 的 主要 问题 和 偏差 。 

(2) 查询 核实 法 。 查 询 核实 法 是 对 一 些 关 键 设 备 和 设施 、 重 要 装置 、 引 进 工 程 图 纸 不 
全 或 难以 核算 的 较 大 投资 进行 多 方 查询 校对 ， 逐 项 落实 的 方法 。 主 要 设备 的 市 场 价 向 设备 
供应 部 门 或 招标 公司 查询 核实 ; 重要 生产 装置 、 设 施 向 同类 企业 (工程 ) 查 询 了 解 ; 引进 设 
备 价格 及 有 关 费 税 向 进出 口 公司 调查 落实 ; 复杂 的 建筑 安装 工程 向 同类 工程 的 建设 、 承 
包 、 施 工 单位 征求 意见 。 

(3) 联合 会 审 法。 联合 会 审 前 可 先 采 取 多 种 形式 分 头 审查 ， 包 括 设计 单位 自 审 ;， 主 
管 、 建 设 、 承 包 单位 初审 ;工程 造价 咨询 公司 评审 ; 邀请 同行 专家 预审 ; 审批 部 门 复审 ; 
等 等 。 经 层 层 审查 把 关 后 由 有 关 单位 和 专家 进行 联合 会 审 。 在 会 审 大 会 上 ， 先 由 报 审 单位 
介绍 概算 编制 情况 及 有 关 问 题 ， 并 由 各 有 关 单 位 和 专家 汇报 初审 、 预 审 意见 ， 然 后 进行 认 
真 分 析 、 讨 论 ， 结 合 对 各 专业 技术 方案 的 审查 意见 所 产生 的 投资 增 减 ， 逐 一 核实 原 概算 出 
现 的 问题 。 经 过 充分 协商 和 认真 听取 意见 后 ， 实 事 求 是 地 处 理 和 调整 。 通 过 复审 对 审查 中 
发 现 的 问题 和 偏差 按照 单项 、 单 位 工程 的 顺序 分 类 整理 ， 然 后 按照 静态 投资 、 动 态 投资 和 
铺底 流动 资金 三 大 类 汇总 核 增 或 核减 的 项 目 及 其 投资 额 ， 最 后 将 具体 审核 数据 列表 汇总 ， 
将 增 减 项 目 逐 一 列 出 ， 依 次 汇总 审核 后 的 总 投资 及 增 减 投资 额 。 对 于 差错 较 多 、 问 题 较 大 
或 不 能 满足 要 求 的 ， 责 成 报 审 单位 按 会 审 意见 修改 返工 后 重新 报批 ， 对 于 无 重大 原则 问题 
且 深 度 基本 满足 要 求 、 投资 二 减 不 多 的 风 当 场 核定 民 夭 投资 提交 审批 部 门 复核 后 正式 
下 达 审 批 概算 。 > 
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4. 3.1 施工 图 预算 的 内 容 


CAO CL 
施工 图 预算 是 根据 批准 的 施工 图 设计 、 预 算 定 额 和 单位 计价 表 、 施 工 组 织 设计 文件 以 
疫 各 种 筑前 守 天竺 有关 攻 灶 这 行 计算 和 编制 的 泊位 二 淮 渤 价 类 件 。 
施工 图 预算 通常 分 为 建筑 工程 预算 和 设备 安装 工程 预算 两 大 类 。 根 据 单位 工程 和 设备 
的 性 质 、 用 途 的 不 同 ， 建 筑 工程 预算 可 分 为 一 般 土 建 工程 预算 、 卫 生 工 程 预算 、 工 业 管 道 
工程 预算 、 特 殊 构 筑 物 工程 预算 和 电气 照明 工程 预算 ; 设备 安装 工程 预算 又 可 分 为 机 械 设 
备 安装 工程 预算 、 电 气 设备 安装 工程 预算 。 


0D 
施工 图 预算 的 编制 依据 需要 注意 以 下 几 方 面 。 
(1) 经 批准 和 会 审 的 施工 图 设计 文件 及 有 关 标 准 图 集 。 编 制 施工 图 预算 所 用 的 施工 图 
纸 须 经 主管 部 门 批准 ， 经 业主 、 设 计 工程 师 参 加 的 图 纸 会 审 并 签署 “图 纸 会 审 纪要 ”， 且 
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应 有 与 图 纸 有 关 的 各 类 标准 图 集 。 通 过 上 述 资料 可 熟悉 编制 对 象 的 工程 性 质 、 内 容 、 构 造 
等 工程 情况 。 

(2) 施工 组 织 设计 。 施 工 组 织 设计 是 编制 施工 图 预算 的 重要 依据 之 一 ， 通 过 它 可 充分 
了 解 各 分 部 分 项 工程 的 施工 方法 、 施 工 进度 计划 、 施 工 机械 的 选择 、 施 工 平面 图 的 布置 及 
主要 技术 措施 等 内 容 。 

(3) 工程 预算 定额 。 工 程 预算 定额 是 编制 施工 图 预算 的 基础 资料 ， 是 分 项 工程 项 目 划 
分 、 分 项 工程 工作 内 容 、 工 程 量 计算 的 重要 依据 。 

(4) 经 批准 的 设计 概算 文件 。 经 批准 的 设计 概算 文件 是 控制 工程 拨款 或 贷款 的 最 高 限 
人 额 ， 也 是 控制 单位 工程 预算 的 主要 依据 。 若 工程 预算 确定 的 投资 总 额 超过 设计 概算 ， 须 补 
做 调整 设计 概算 ， 经 原 批准 机 构 批 准 后 方 可 实施 。 

(5) 地 区 单位 估价 表 。 地 区 单位 估价 表 是 单价 法 编制 施工 图 预算 最 直接 的 基础 资料 。 

(6) 工程 费用 定额 。 将 直接 费 (或 人 工 费 ) 作 为 计算 基数 六 根据 地 区 和 工程 类 别 的 不 同 


套用 相应 的 定额 或 费用 标准 来 确定 工程 预算 造价 。 人 
(7) 材料 预算 价格 。 各 地 区 刻 料 枯 四 价格 是 确定 参 科 从 时 的 位 所 ， 是 编制 施工 图 预算 
的 必 备 资料 。 


(8) 工程 承包 合同 或 协议 书 。 预算 编制 时 贷 关 丰 于 和 合同 或 协议 书 规定 的 有 关 条 孝 。 
a 预算 工作 手册 是 编制 预算 必 备 的 工具 书 之 一 ， 主 要 包括 各 种 常用 
人 属相 0 抽 入 单位 醒 量 等 内 容 。 


Te nn 





4. 3. 2 ”施工 图 预算 的 编制 方法 
~ 


1. 单价 法 “二 从 NV 

单价 法 是 用 事先 编制 好 的 分 项 工程 的 单位 佑 价 表 来 编制 施工 图 预算 的 方法 。 按 施工 图 
计算 的 各 分 项 证 程 的 工程 量 ， 并 乘 以 相应 单价 ， 汇 总 相 加 得 到 单位 工程 的 人 工 费 、 材 料 
费 、 机 械 使 用 费 之 和 ; 再 加 上 按 规定 程序 计算 出 来 的 间接 费 、 利 泣 和 税金 等 ， 便 可 得 出 单 
位 工程 的 施工 图 预算 造价 。 

单价 法 编制 施工 图 预算 的 计算 公式 如 下 。 
单位 工程 施工 图 预算 直接 工程 费 = >) (工程 量 X 预 算 定额 单价 ) (4. 20) 
单价 法 编制 施工 图 预算 的 步骤 如 图 4.5 所 示 。 


部 悉 施 工 套用 预 计算 其 他 | L , 
收集 各 种 编制 工料 复 | .| 编制 说 胃 、 
人 图 纸 和 ee 复 定 额 ry ee Ee rd 上 | bbe 
编制 依 所 关机 程 最 [| 单价 | 分 析 表 六 | 交 过 从 -| 核 站 | 填写 封面 


图 4.5 单价 法 编制 施工 图 预算 步骤 



































具体 步骤 如 下 。 

(1) 收集 各 种 编制 依据 资料 。 各 种 编制 依据 资料 包括 施工 图 纸 、 施 工 组 织 设计 或 施工 
方案 、 现 行 建筑 安装 工程 预算 定额 、 费 用 定额 、 统 一 的 工程 量 计算 规则 、 预 算 工作 手册 ， 
以 及 工程 所 在 地 区 的 材料 、 人 工 、 机 械 台 班 预 算 价 格 与 调价 规定 等 。 
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(2) 熟悉 施工 图 纸 和 定额 。 只 有 对 施工 图 和 预算 定额 有 全 面 详细 的 了 解 ， 才 能 全 面 准 
确 地 计算 出 工程 量 ， 进 而 合理 地 编制 出 施工 图 预算 造价 。 

(3) 计算 工程 量 。 工 程 量 的 计算 在 整个 预算 过 程 中 是 最 重要 、 最 繁重 的 一 个 环节 ， 不 
仅 影 响 预算 的 及 时 性 ， 更 影响 预算 造价 的 准确 性 。 计 算 工 程 量 一 般 可 按 下 列 具 体 步 又 
进行 。 

@ 根据 施工 图 纸 的 工程 内 容 和 定额 项 目 ， 列 出 计算 工程 量 的 分 部 分 项 工程 。 

@ 根据 一 定 的 计算 顺序 和 计算 规则 ， 列 出 计算 式 。 

@ 根据 施工 图 纸 尺 寸 及 有 关 数 据 ， 代 入 计算 式 进行 数学 计算 。 

@ 按照 定额 中 的 分 部 分 项 工程 的 计量 单位 对 相应 的 计算 结果 的 计量 单位 进行 调整 ， 
使 之 一 致 。 

(4) 套用 预算 定额 单价 。 工 程 量 计算 完毕 并 核对 无 误 后 ， 用 所 得 到 的 分 部 分 项 工程 量 
套用 单位 估价 表 中 相应 的 定额 基价 ， 相 乘 后 相 加 汇总 便 可 求 出 4 

套用 单价 时 需 注 意 如 下 几 点 。 

@ 分 项 工程 量 的 名 称 、 规 格 、 计量 单位 必须 与 对 定 签单 位 估价 表 折 列 内 容 致 。 

@ 当 施工 图 纸 的 某 些 设计 要 求 与 定额 单价 起 直 征 不 完 全 符合 时 ， 必 须根 据 定额 使 用 
说 明 对 定额 基价 进行 调整 或 换算 。 

@ 当 施工 图 纸 的 某 些 设计 要 求 与 定格 共 从 的 特征 相差 区 既 不 能 直接 套用 也 不 能 
换算 、 调 整 时 ， 必须 编制 补充 单位 估价 表 或 补充 定额 。 

(5) 编制 工料 分 析 表 。 根据 各 分 部 分 项 工程 的 实物 工程 量 和 相应 应 定额 中 的 项 目 所 列 的 
用 工 工 日 及 材料 数量 ， 计算 出 各 分 部 分 项 工程 所 需 的 人 工 及 材料 数量 ; 相 加 汇总 便 得 出 该 
单位 工程 的 所 需要 的 各 类 人 工 和 材料 的 数量 。 Ww 

(6) 计 [ 算 其 他 各 项 应 取 费 用 和 汇总 造价 。 按照 建筑 安装 单位 工程 造价 构成 的 规定 费用 
项 目 、 费 率 及 计 费 基础 分 别 计算 出 间接 费 s [利润 和 税金 等 ， 并 汇总 单位 工程 造价 。 

(7) 复核 单位 工程 预算 编制 完成 后 有 关 人 员 对 单位 工程 预算 进行 复核 以 便 及 时 发 
现 差错 ， 提 高 预算 质量 。 

(8) 编制 说 明 、 填 写 封面 。 编 制 说 明 是 编制 者 向 审核 者 提供 编制 方面 有 关 情 况 ， 包 括 
编制 依据 、 工 程 性 质 、 内 容 范 围 、 设 计 图 纸 号 、 所 用 预算 定额 编制 年 份 、 有 关 部 门 的 调价 
文件 号 、 套 用 单价 或 补充 单位 估价 表 方 面 的 情况 及 其 他 需要 说 明 的 问题 等 。 封 面 填写 应 写 
明 工程 名 称 、 工 程 编号 、 工 程 量 (建筑 面积 )、 预 算 总 造价 及 单方 造价 、 编 制 单位 名 称 及 负 
责 人 和 编制 日 期 等 。 
TO -IC EEE 

单价 法 是 目前 国内 编制 施工 图 预算 的 主要 方法 ， 具 有 计算 简单 、 工 作 量 小 和 编制 速度 
快 ， 便 于 工程 造价 管理 部 门 集中 统一 管理 的 优点 。 但 由 于 是 采用 事先 编制 好 的 统一 的 单位 
估价 表 ， 其 价格 水 平 只 能 反映 定额 编制 年 份 的 价格 水 平 。 在 市 场 经 济 价格 波动 较 大 的 情况 
下 ,单价 法 的 计算 结果 会 偏离 实际 价格 水 平 ， 虽然 可 采用 调价 ， 但 调价 系数 和 指数 从 测定 
到 颁布 又 滞后 且 计 算 也 较 繁 琐 。 









































实物 法 是 首先 根据 施工 图 纸 分 别 计 算出 分 项 工程 量 ; 然后 套用 相应 预算 人 工 、 材 料 、 
ITNNNNNN 
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机 械 台 班 的 定额 用 量 ， 再 分 别 乘 以 工程 所 在 地 当时 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 的 实际 单价 ， 

求 出 单位 工程 的 人 工 费 、 材 料 费 和 施工 机 械 使 用 费 ; 汇总 求 和 进而 求 得 直接 工程 费 ; 然后 

按 规 定 计 取 其 他 各 项 费用 ; 最 后 汇总 就 可 得 出 单位 工程 施工 图 预算 造价 。 实 物 法 编制 施工 

图 预算 中 直接 费 的 计算 公式 如 下 。 

单位 工程 预算 直接 工程 费 = >) (工程 量 X 材料 预算 定额 用 量 X 当时 当地 材料 预算 价格 ) 
十 >) (工程 量 X 人工 预算 定额 用 量 X 当时 当地 人 工 工资 单 价 ) 


中 施工 机 械 预 算 v4 ws 
十 之 (工程 量 欠 定额 台 班 用 量 X 当时 当地 机 械 台 班 单价 









































(4.21) 
实物 法 编制 施工 图 预算 的 步骤 如 图 4. 6 所 示 。 

















收集 各 种 
编制 依据 


熟悉 施工 
图 纸 和 定额 


按 当时 当地 人 工 、 材 
料 、 机 械 单价 ， 汇 总 


人 工 费 、 材 料 费 和 机 
械 费 


由 图 4.6 可 见 ， 实 物 法 与 单价 法 首尾 部 分 的 步 又 是 相同 的 ， 所 不 同 的 主要 是 中 间 的 3 
个 步 又， 如 下 为 实物 法 与 单价 法 不 同 的 三 个 步骤 > 














颁发 的 《全 国 统 汪 建 筑 工 程 基础 定额 》 (土建 部 分 ， 一 部 量 价 分 离 定额 ) 和 现行 全 国 统一 安 
装 定额 、 专 业 统一 和 地 区 统一 的 计价 定额 的 实物 消耗 量 ， 是 完全 符合 国家 技术 规范 、 质 量 
标准 的 ， 并 反映 一 定时 期 施工 工艺 水 平 的 分 项 工程 计价 所 需 的 人 工 、 材 料 、 施 工 机 械 的 消 
耗 量 标准 。 

(2) 求 出 各 分 项 工程 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 消耗 数量 ， 并 汇总 单位 工程 所 需 各 类 人 工 
工 日 、 材 料 和 机 械 台 班 的 消耗 量 。 

(3) 用 当时 当地 的 人 工 、 材 料 和 机 械 台 班 的 实际 单价 ， 分 别 乘 以 相应 的 人 工 、 材 料 和 
机 械 台 班 的 消耗 量 ， 汇 总 便 得 出 单位 工程 的 人 工 费 、 材 料 费 和 机 械 使 用 费 。 


在 市 场 经 济 条 件 下 ， 人 工 、 材 料 和 机 械 台 班 单价 是 随 市 场 而 变化 的 ， 而 且 它们 是 影响 
工程 造价 最 活跃 、 最 主要 的 因素 。 用 实物 法 编制 施工 图 预算 是 采用 工程 所 在 地 当时 人 工 、 
材料 、 机 械 台 班 价格 ， 较 好 地 反映 实际 价格 水 平 ， 工 程 造价 的 准确 性 高 。 虽 然 计算 过 程 较 
单价 法 繁琐 ， 但 用 计算 机 来 计算 也 就 快捷 了 。 因 此 ， 实 物 法 是 与 市 场 经 济 体制 相 适应 的 预 
算 编制 方法 
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4.3.3 施工 图 预算 的 审查 


1. 审查 施工 图 预算 的 内 容 


© OB 


审查 施工 图 预算 的 重点 应 该 放 在 工程 量 计算 、 预 算 单价 套用 、 设 备 材 料 预算 价格 取 定 
是 否 正确 ， 各 项 费用 标准 是 否 符合 现行 规定 等 方面 。 

1) 审查 工程 量 

审查 工程 包括 : 土方 工程 、 打 桩 工程 、 砖 石 工程 、 混 凝 土 及 钢筋 混凝土 工程 、 木 结构 
工程 、 层 面 工程 、 构 筑 物 工程 、 装 饰 工程 、 金属 构件 制作 工程 水 咀 工 程 、 电气 照明 工 
程 、 设 备 及 其 安装 工程 。 XK 

2) 审查 设备 、 材 料 的 预算 价格 AN 

设备 、 材料 预算 价格 是 施工 图 预算 造价 所 点 比 军 最 大 ， 变化 最 大 的 内 容 ， 要 重点 
审查 。 NS-、 
0 定夺 设备 、 材 料 的 预算 价格 是 否 符合 各 讲 上 地 的 丰 实 价格 及 价格 水 平 。 

(2) 设备 、 材 料 的 原价 确定 方法 是 否 正确 。 

(3) 设备 的 运 杂 费 率 及 其 运 杂 sn 材料 预算 价格 的 各 项 费用 的 计算 是 
否 符合 规定 、 是 否 正确 。 区 

3) 审查 有 关 费 用 项 目 及 其 和 了 X7 

直接 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 间 接 费 、 和 亲生 的 计生 应 按 当地 的 现行 规定 执行 ， 审 
查 时 要 注意 是 否 符 全 规定 和 定额 要 求 。 wz 











2 审查 施工 图 预算 的 方法 pe 
审查 施工 图 预算 的 方法 较 多 主要 包括 以 下 8 种 。 
1) 全 面 审查 法 


全 面 审查 又 叫 逐 项 审查 法 ， 就 是 按 预 算 定额 顺序 或 施工 的 先后 顺序 ， 逐 一 地 全 部 进行 
审查 的 方法 。 其 具体 计算 方法 和 审查 过 程 与 编制 施工 图 预算 基本 相同 。 此 方法 的 优点 是 全 
面 、 细 致 ， 经 审查 的 工程 预算 差错 比较 少 ， 质 量 比较 高 ， 缺 点 是 工作 量 大 。 对 于 一 些 工程 
量 比较 小 ,工艺 比较 简单 的 工程 ， 编 制 工程 预算 的 技术 力量 又 比较 薄弱 ， 可 采用 全 面 审 
查 法 。 

2) 标准 预算 审查 法 

对 于 利用 标准 图 纸 或 通用 图 纸 施工 的 工程 ， 先 集中 力量 编制 标准 预算 , 并 以 此 为 标准 
预算 审查 的 方法 。 按 标准 图 纸 设计 或 通用 图 纸 施工 的 工程 一 般 上 部 结构 的 做 法 相同 ， 可 集 
中 力量 细 审 一 份 预 算 或 编制 一 份 预算 作为 这 种 标准 图 纸 的 标准 预算 ， 或 用 这 种 标准 图 纸 的 
工程 量 为 标准 对 照 审 查 ， 而 对 局 部 不 同 的 部 分 做 单独 审查 即 可 。 这 种 方法 的 优点 是 时 间 
短 、 效 果 好 、 好 定案 ,缺点 是 只 适应 按 标准 图 纸 设计 的 工程 ,适用 范围 小 。 

3) 分 组 计算 审查 法 
分 组 计算 审查 法 是 一 种 加 快 审查 工程 量 速度 的 方法 。 把 预算 中 的 项 目 划分 为 若干 组 ， 
把 相 邻 上 且 有 一 定 内 在 联系 的 项 目 编 为 一 组 ， 审 查 或 计算 同一 组 中 某 个 分 项 工程 量 ， 利 
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工程 量 间 具有 相同 或 相似 计算 基础 的 关系 判断 同 组 中 其 他 几 个 分 项 工程 量 计算 的 准确 程度 
的 方法 。 
4) 对 比 审查 法 
是 用 已 建成 工程 的 预算 或 虽 未 建成 但 已 审查 修正 的 工程 预算 对 比 审查 拟 建 的 类 似 工 程 
预算 的 一 种 方法 。 对 比 审查 法 应 根据 工程 的 不 同 条 件 ， 区 别 对 待 ， 一 般 有 以 下 几 种 情况 。 
(1) 两 个 工程 采用 同一 个 施工 图 ， 但 基础 部 分 和 现场 条 件 不 同 ， 其 新 建 工程 基础 以 上 
部 分 可 采用 对 比 审查 法 ， 不 同 部 分 可 分 别 采 用 相应 的 审查 方法 进行 审查 。 
(2) 两 个 工程 设计 相同 但 建筑 面积 不 同 ， 根 据 两 个 工程 建筑 面积 之 比 与 两 个 工程 分 部 
分 项 工程 量 之 比例 基本 一 致 的 特点 ， 可 审查 新 建 工程 各 分 部 分 项 工程 的 工程 量 。 

(3) 两 个 工程 的 面积 相同 但 设计 图 纸 不 完全 相同 时 ， 可 把 相同 的 部 分 进行 工程 量 的 对 
比 审查 ， 不 能 对 比 的 分 部 分 项 工程 按 图 纸 计算 。 YA 
5) 筛选 审查 法 SL 

筛选 法 是 统筹 法 的 一 种 ， 也 是 一 种 对 比方 法 。 建筑 臣 过 然 有 建筑 面积 和 高 度 的 不 
同 ， 但 是 它们 的 各 个 分 部 分 项 工程 的 工程 量 、 造 价 、 用 工 量 ， 在 每 个 单位 面积 上 的 数值 变 
化 不 大 ， 把 这 些 数据 加 以 汇集 、 优 选 ， 归 纳 为 工程 量 、 造 价 (价值 )、 用 工 3 个 单方 基本 指 
标 ， 并 注 明 其 适用 的 建筑 标准 。 这 些 基本 值 犹如 习 筛 子 孔 ”"， 用 来 筛选 各 分 部 分 项 工程 ， 
筛 下 去 的 就 不 用 审查 ， 没 有 得 下 去 的 则 应 对 该 分 部 分 项 工程 详细 审查 。 

筛选 法 的 优点 是 简单 易 懂 ， 便于 兴起， 市 查 速度 和 发 现 问题 此 法 适用 于 住宅 工程 
或 不 具备 全 面 审查 条 件 的 工程 

6) 重点 抽查 法 YA 

此 法 是 抓 住 工程 预算 中 的 重点 进行 审查 的 方法 ! 清关 的 重点 _ 般 是 ， 人 
工程 结构 复杂 的 工程 ， 补 充 单位 估价 表 、 . 计 取 各 项 费用 ( 计 费 基础 、 取 费 标准 等 

重点 抽查 法 的 优点 点 是 重点 突出 ， 审查 时 间 短 、 效 果 好 。 

7) 利用 手册 审查 法 

此 法 是 把 工程 中 常用 的 构 配件 事先 整理 成 预算 手册 ， 按 手册 对 照 审查 的 方法 。 

8) 分 解 对 比 审查 法 

一 个 单位 工程 ， 按 直接 费 与 间接 费 进行 分 解 ， 然 后 再 把 直接 费 按 工种 和 分 部 工程 进行 
分 解 ， 分 别 与 审定 的 标准 预算 进行 对 比分 析 的 方法 ， 称 为 分 解 对 比 审查 法 。 
3. 审查 施工 图 预算 的 步骤 


(1) 做 好 审查 前 的 准备 工作 包括 熟悉 施工 图 纸 、 了 解 预算 包括 的 范围 、 和 弄 清 预算 采用 
的 单位 估价 表 等 。 

(2) 选择 合适 的 审查 方法 ， 按 相应 内 容 审查 。 由 于 工程 规模 、 繁 简 程度 不 同 ， 施 工 方 
法 和 施工 企业 情况 不 一 样 ， 所 编 工 程 预算 的 质量 也 不 同 ， 因 此 ， 需 先 择 好 二 肌 生 二 办 法 洽 
行 审查 。 综 合 整理 审查 资料 ， 并 与 编制 单位 交换 意见 ， 定 案 后 编制 调整 预算 。 审 查 后 ， 
要 进行 增加 或 核减 的 ， 经 与 编制 单位 协商 ， 统 一 意见 后 ， 进 行 相 应 的 修正 。 
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人 
综合 应 用 案例 
【案例 概况 】 
某 6 层 单元 式 住宅 共 54 户 ,建筑 面积 为 3 949. 62mz 。 原 设计 方案 为 砖 混 结 构 ， 内 、 外 墙 为 240mm 
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砖 墙 。 现 拟定 的 新 方案 为 内 浇 外 砌 结构 ， 外 墙 做 法 不 变 ， 内 墙 采用 C20 混凝土 浇筑 。 新 方案 内 横 墙 厚度 
为 40mm， 内 纵 墙 厚 为 160mm， 其 他 部 位 的 做 法 、 选 材 及 建筑 标准 与 原 方案 相同 。 
两 方案 各 项 指标 见 表 4 一 10。 


表 4-10 方案 各 项 指标 








砖 混 结构 3 949. 62 2 797. 20 4 163 789 
内 浇 外 砌 结构 3 949. 62 2 881. 98 4 300 342 
问题 : 


(1) 请 计算 两 方案 如 下 技术 经 济 指标 
GD 两 方案 建筑 面积 、 使 用 面积 单方 造价 各 为 多 少 ? “mag 
@ 新 方案 每 户 增加 使 用 面积 多 少 ? 多 投入 多 少 ? 
(2) 若 作为 商品 房 ， 按 使 用 面积 单方 售 价 5 647. 96 元 出 i ne 
(3) 若 作为 商品 房 ， 按 建筑 面积 单方 售 价 4 000 元 折合 使 用 面积 单方 售 价 各 为 多 少 ? 相 
差 多 少 ? S 
【案例 解析 】 
问题 (1) 相 关 计算 如 下 。 ON 
GD 两 个 方案 的 建筑 面积 、 te ii 


表 4-11 各 方案 的 面积 、 使 用 面积 单方 平方 米 价差 


973 949. 62 7 4 163 789/2 797. 20 
0 23 一 1 488. 56 
4 300 加 可 于 949. 62 4 300 | 881.98 


ba | 加 可 于 80 | 492. 15 








由 上 表 可 知 ， 按 单方 建筑 面积 计算 ， 新 方案 比 原 方案 每 平方 米 高 出 34. 57 元 ， 约 高 出 3. 28%; 而 按 
使 用 面积 计算 ， 新 方案 比 原 方案 每 平方 米 高 出 3. 59 元 ， 约 高 出 0. 24%。 
@) 每 户 平均 增加 的 使 用 面积 为 : (2 528. 98 一 2 797. 20)/54 一 1.57 (m2?) 
每 户 多 投入 : (4 300 342 一 4 163 789)/54 一 2 528. 76( 元 ) 
折合 每 平方 米 使 用 面积 单价 为 2 528. 76/1. 57 一 1 610. 68( 元 /m2) 
计算 结果 是 每 户 增加 的 使 用 面积 为 1.57m* ， 每 户 多 投入 2 528.76 元 。 
问题 (2) 相 关 计 算 如 下 。 
车 作为 商品 房 按 使 用 面积 单方 售 价 5 647. 96 元 售 出 ， 则 
总 销售 差价 一 2 881. 98X5 647. 96 一 2 797. 20X5 647. 96 一 478 834( 元 ) 
总 销售 额 差 率 二 478 834/(2 797. 20X5 647. 96) 二 3.03% 
问题 (3) 相 关 计算 如 下 。 
若 作为 商品 房 按 建筑 面积 单方 售 价 4 000 元 售 出 ， 则 两 方案 的 总 售 价 为 
3 949. 62X4 000 二 15 798 480( 元 ) 
折合 成 使 用 面积 单方 售 价 时 ， 计 算 如 下 。 
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砖 混 结 构 方 案 : 单方 售 价 二 15 798 480/2 797. 20 一 5 647. 96( 元 /m) 
内 浇 外 砌 结构 方案 : 单方 造价 二 15 798 480/2 881. 98 二 5 481. 81( 元 /mY ) 
在 保持 销售 总 额 不 变 的 前 提 下 ， 按 使 用 面积 计算 如 下 。 
单方 售 价差 额 = 二 5 647. 96 一 5 481. 81 一 166. 15( 元 /m?) 
单方 售 价差 率 一 166. 15/5 647. 96 一 2. 94% 


一 - 两 国 几 轩 — 


本 章 主要 介绍 了 建设 工程 设计 阶段 工程 造价 控制 的 主要 内 容 ， 为 后 续 章 节 的 学 习 黄 定 
基础 。 

为 了 提高 工程 建设 投资 效果 ， 要 对 设计 方案 进行 优化 选择 Fi. 设计 概算 可 
为 单位 工程 概算 、 单 项 工程 综合 概算 和 建设 项 目 总 概算 3 级 < 建筑 工程 概算 的 编制 方法 
扩大 单价 法 、 概 算 指标 法 两 种 。 审查 工程 概算 的 内 容 有 :4 人 编制 
法 、 工 程 量 是 否 正 确 、 林 补 几 旺 和 价格 肥 质 术 和 机 民 伯 等 内 容 ; 审查 设计 概算 的 
用 方法 有 对 比分 析 法 、 查 询 核实 法 和 AAS 
物 法 ， 施 工 图 预算 审查 时 审查 工程 量 、 tent 审查 施工 图 
算 的 方法 主要 有 : 全 面 审 查 法 、 标 准 分 组 计算 审查 法 、 筛 选 审查 法 、 重 点 抽 
查 法 、 对 比 审查 法 、 i "i 
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[| 圆 | | 图 | | ==== 
一 、 单 选 题 
1. 设计 阶段 是 决定 建设 工程 价值 和 使 用 价值 的 ( ?阶段 。 
A. 主要 B. 次 要 C. 一 般 D. 特殊 
2. 价值 工程 中 的 总 成 本 是 指 ( 。 )。 
A. 生产 成 本 B. 产品 寿命 周期 成 本 
C. 使 用 成 本 D. 使 用 和 维修 成 本 
3. 价值 工程 的 核心 是 ( 。”)。 
A. 功能 分 析 B. 成 本 分 析 C. 费用 分 析 D. 价格 分 析 
4. 限额 设计 目标 是 在 初步 设计 前 ,根据 已 批准 的 ( 。””) 确 定 的 。 
A. 可 行 性 研究 报告 和 概算 B. 可 行 性 研究 报告 的 投资 估算 
C. 项 目 建议 书 和 概算 D. 项 目 建议 书 和 投资 估算 
5. 设计 深度 不 够 时 ， 对 一 般 附属 工程 项 目 及 投资 比较 小 的 项 目 可 采用 ( ) 编制 
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一 建设 工程 设计 阶段 工程 造价 拉 和 NSS 
概算 。 
A. 概算 定额 法 B. 概算 投标 法 
C. 类 似 工程 预算 法 D. 预算 定额 法 
6. 下 列 不 属于 设计 概算 编制 依据 的 审查 范围 的 是 ( ”)。 
A. 合理 性 B. 合法 性 C. 时 效 性 D. 适用 范围 
7. 审查 原 批准 的 可 行 性 研究 报告 时 ， 对 总 概算 投资 超过 批准 的 投资 估算 (  ) 以 上 





的 应 查 明 原因 ， 重 新 上 报 审 批 。 








A. 10% B. 15% C. 20% D. 25% 
8. 在 单价 法 编制 预算 中 ， 套 用 预算 定额 单价 后 紧 接 的 步骤 是 ( 。 )。 
A. 计算 工程 量 B. 编制 工料 分 析 表 
C. 计算 其 他 各 项 费用 D 套 而 算 人 、 材 ;机 定额 用 量 
9 标准 预算 审查 的 缺点 是 (  )。 > 
A. 效果 一 般 B. 质量 不 高 Cc. 时 间 长 人 、 D. 适用 范围 小 
10. 审查 施工 图 预算 的 重点 ， 应 放 在 ( ) 等 方面 :一 
A. 审查 文件 的 组 成 -B. 审查 总 设计 图 
C. 审查 项 目的 “三 废 ”处 理 “局 审查 工程 量 预算 是 否 正确 
二 、 多 选 题 VR 

关于 设计 阶段 的 特点 描 太 正确 及 是 )。 

设计 工作 表现 为 创造 性 的 脑力 劳动 > 


设计 阶段 是 决定 建设 工程 价值 和 使 用 价值 的 特殊 阶段 
设计 阶段 是 影响 建设 工程 投资 的 主要 阶段 ~ 
设计 工作 需要 反复 协调 > 

设计 质量 对 建设 工程 总 体质 量 有 决定 性 影响 

在 价值 工程 活动 中 功能 评价 方法 有 (  ) 











i 
A. 

B. 

G& 

D. 

E. 

2 

A. 0 -1 评分 法 B. 0-4 评 分 法 

C. 环比 评分 法 D. 因素 分 析 法 

E. 目标 成 本 法 

3. 设计 概算 可 分 为 ( )3 级 。 

A. 单位 工程 概算 B. 分 部 工程 概算 

C. 分 项 工程 概算 D. 单项 工程 综合 概算 
E. 建设 项 目 总 概算 

4. 总 概算 书 一 般 由 ( ) 组 成 。 

A. 编制 前 言 B. 编制 说 明 C. 总 概算 表 D. 综合 概算 表 
E. 其 他 工程 和 费用 概算 表 

5. 重点 抽查 法 审查 施工 图 预算 ， 其 重点 审查 内 容 包括 (  )。 

A. 工程 量 大 或 造价 较 高 的 工程 B. 结构 复杂 的 工程 
C. 补充 单位 估价 表 D. 直接 费 的 计算 

E. 费用 的 计 取 及 取 费 标准 
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a 工程 造价 控制 NAN 
“S50000000°°°°。 REDRI 


三 、 简 答题 

设计 方案 优选 的 原则 有 哪些 ? 

运用 综合 评价 法 和 价值 工程 优化 设计 方案 的 步骤 有 哪些 ? 
限额 设计 的 目标 和 意义 有 哪些 ? 

设计 概算 可 分 为 哪些 内 容 ?分别 包含 的 内 容 有 哪些 ? 

设计 概算 的 编制 方法 有 哪些 ?每 个 方法 的 进行 步骤 是 什么 ? 
审查 设计 概算 的 内 容 和 方法 分 别 有 哪 些 ? 

7. 施工 图 预算 的 编制 方法 和 步骤 有 哪些? 

8. 审查 施工 图 预算 的 内 容 和 方法 分 别 有 哪 些 ? 

四 、 案 例题 


某 市 高 新 技术 开发 区 有 两 幢 科 研 楼 和 一 幢 综 合 楼 ， 其 设计 方案 对比 项 目 如 下 。 

人 楼 方案 : 结构 方案 为 大 柱 网 框架 轻 墙 体系 ， 采 用 预 应 力 厌 跨度 答 合 楼 板 ， 墙 体 材料 
采用 允 孔 夸 及 移动 式 可 拆 装 式 分 室 隔 墙 ， 窗户 采用 六 笑 沟 消 久 电价 ， 面积 利用 系数 为 
93%， 单 方 造价 为 1 438 元 /me 。 

B 楼 方案 : 结构 方案 同 A 方案 ， 载体 采用 内 洲 外 到 ， 窗户 采用 单 框 双 玻璃 空腹 钢 窗 ， 
面积 和 用 系数 为 876， 音 方法 价 为 1109 了 人 

C 楼 方案 : 结构 方案 采用 砖 混 乡 洁 构 体 厅 采用 多 孔 预 应 应 力 板 ， 墙 体 材料 采用 标准 夭 土 
砖 ， 窗户 采用 单 玻璃 空腹 钢 窗 ， 加 和 和 用 系数 为 79%6， 六 和 从 为 1 082 元 /ni 。 

方案 各 功能 的 权重 及 各 方案 的 功能 得 分 见 表 4- 12。 本 


YX 委 入 -2 名 方案 功能 的 权 汪 与 功 能 得 分 表 
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| “方案 功能 得 分 

方案 功能 《人 去 E 权 重 一 

和 Ey 
结构 体系 站 | 0.25 10 10 8 
模板 类 型 0.05 10 10 9 
墙 体 材料 0.25 8 9 8 
面积 系数 0.35 9 8 7 
窗户 类 型 0. 10 9 时 8 




















试 应 用 价值 工程 方法 选择 最 优 设计 方案 。 


综合 实 训 一 











一 、 实 训 内 容 
某 建设 项 目 有 3 个 设计 方案 ， 从 单位 造价 指标 、 基 建 投 资 、 工 期 、 材 料 用量 和 劳动 力 
消耗 等 指标 进行 设计 方案 的 优选 。 其 各 方案 的 各 项 指标 得 分 和 评分 及 计算 结果 见 表 4- 13。 


二 、 实 训 要 求 
综合 指标 评价 的 方法 选择 最 优 设计 方案 ， 同 时 考虑 采用 别 的 方法 进行 设计 方案 的 优选 。 
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1. 低 于 一 般 水 平 
单位 造价 指标 2. 一 般 水 平 


3. 高 于 一 般 水 平 









































| 

区 | 
| 芭 > 艇 消耗 量 .| 
人 | 3. 高 于 一 般 耗 量 相生 “1 





将 实 训 现 场 的 某 建设 项 目 进行 设计 概算 和 施工 图 预算 的 审查 工作 。 
二 、 实 训 要 求 


以 模块 教学 、 模 块 考核 为 主 的 教学 实践 中 ， 学 生 在 学 习 不 同 模块 内 容 时 采用 “理论 与 
实践 一 体 化 ”的 教学 模式 。 


三 、 具 体 要 求 
运用 设计 概算 和 施工 图 预算 的 审查 方法 对 项 目 进行 概 预 算 的 审查 。 
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建设 工程 招 投标 阶段 工程 造价 控制 


掌握 建设 工程 招标 的 种 类 < 招 投 标 阶段 造价 控制 的 内 容 、 招 标 控制 价 的 编制 、 
投标 报价 方法 及 编制 、 合 同 价款 的 类 型 ; 熟悉 招标 控制 价 的 概念 、 投 标 报价 的 策 
略 、 中 标 人 的 确定 让 可 解 建设 工程 项 目 招标 、 投 标的 概念 ， 招 标 范围 与 方式 。 








掌握 建设 工程 招标 的 种 类 
明确 招 投 标 阶段 造价 控制 的 内 容 


熟悉 招标 控制 价 的 概念 
能 够 编制 招标 控制 价 


掌握 投标 报价 方法 及 编制 


建设 工程 招 投标 概述 15% 









招标 控制 价 的 编制 30% 












仍 够 合理 编制 投标 报价 建设 工程 投标 报价 30% 
掌握 合同 价款 的 类 型 建设 工程 合同 价款 的 | 25% 
合理 确定 中 标 人 确定 4 


某 工程 采用 公开 招标 方式 ， 有 A、B、C、D、E、F 共 6 家 投标 单位 参加 投标 ， 经 资 
格 预审 该 6 家 投标 单位 均 满足 业主 要 求 。 Maid 评 标 委员 会 由 7 
名 委员 组 成 ， 第 一 阶段 评 技 术 标 ， x 40 分 ， 其 中 施工 方案 15 分 ， 总 工期 8 分 ,工程 质量 
6 分 ,项 目 班子 6 分 ,企业 信誉 5 分 。 第 二 阶段 评 商 务 标 ， 共计 ， 60 分 。 以 标底 的 50% 与 
投标 单位 报价 算术 平均 数 的 从， 即 评 标 标 准 。 以 基准 价 为 满分 (60 分 )， 
报价 比 基 准 价 每 下 降 1%， 扣 1 分 , 最 多 扣 10 分 ; 报价 比 基 准 价 每 增加 1%， 扣 2 分 ， 扣 
分 不 保底 。 

在 学 习 本 章 的 过 程 中 ， 请 思考 应 如 何 进行 招 投标 ， 江 全 全 全 重仓 果 肌 者 下 标的 居 则 两 
定 中 标 单位 。 


5.1 建设 工程 招 投标 概述 、 


建设 工程 项 目 招 投标 是 市 场 经 济 的 产物 ， 是 期 货 交易 的 一 种 方式 。 推 行 工程 招 投标 的 
目的 ， 就 是 要 在 建筑 市 场 中 建立 竞争 机 制 ， 招 标 大 通过 招标 活动 来 选择 条 件 优 越 者 ， 力 争 
用 最 优 的 技术 、 最 佳 的 质量 、 最 低 的 报价 、 最 短 的 工期 完成 工程 项 目 任务 ， 投 标 人 也 通过 
这 种 方式 选择 项 目 和 招标 人 ， 以 使 自己 获得 丰厚 的 利润 。 


5.1.1 建设 工程 投标 的 概念 六 





1. 建设 工程 项 目 招 水 的 概念 


建设 工 各 要 投标 是 指 招 标 人 (或 招标 六 ) 客 发包 建设 工程 项 目 之 前 ， 以 公告 或 邀请 书 
的 方式 公 公布 招标 项 目的 有 关 要 求 和 招标 条 件 ; 投标 人 (或 投标 单位 ) 根 据 招标 人 的 意图 和 要 
求 提出 报价 ， 并 择 日 当场 开标 ， 以 便 从 中 择优 选 定 中 标 人 的 一 种 交易 行为 。 

2. 建设 工程 项 目 投标 的 概念 


建设 项 目 投标 是 工程 招标 的 对 应 概念 。 指 具有 合法 资格 和 能 力 的 投标 人 (或 投标 单位 ) 
根据 招标 条 件 ， 经 过 初步 研究 和 估算 ,在 指定 期 限 内 填写 标书 ， 根 据 实际 情况 提出 自己 的 
报价 ， 通 过 竞争 企图 为 招标 人 选中 ， 并 等 待 开标 后 决定 能 否 中 标的 一 种 交易 方式 。 


5.1.2 建设 项 目 招 投标 的 范围 、 种 类 与 方式 


1. 建设 项 目 招 投标 的 范围 


《中 华人 民 共 和 国 招标 投标 法 》( 简 称 《 招 标 投标 法 )) 指 出 ， 凡 在 中 华人 民 共和 国境 内 
进行 下 列 工程 建设 项 目的 ,包括 项 目的 勘察 、 设 计 、 施 工 、 监 理 ， 以 及 与 工程 建设 有 关 的 
重要 设备 、 材 料 等 的 采购 都 必须 进行 招标 。 

(1) 大 型 基础 设施 、 公 用 事业 等 关系 社会 公共 利益 和 公众 安全 的 项 目 。 

(2) 全 部 或 者 部 分 使 用 国有 资金 投资 或 者 国家 融资 的 项 目 。 

(3) 使 用 国际 组 织 或 者 外 国政 府 贷款 、 援 助 资金 的 项 目 。 

(4) 法 律 或 国务 院 对 必须 进行 招标 的 其 他 项 目的 范围 有 规定 的 则 依照 其 规定 。 
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2000 年 5 月 1 日 起 实施 的 《工程 建设 项 目 招 标 范 围 和 规模 标准 规定 )， 对 必须 招标 的 


工程 建设 项 目的 具体 范围 和 规模 做 出 了 进一步 细 化 的 规定 。 


保护 项 目 。 


1) 按 工程 性 质 划分 

(1) 关系 社会 公共 利益 、 公 众 安全 的 基础 设施 项 目 ， 范 围 包括 以 下 几 点 。 

GD 煤炭 、 电 力 、 新 能 源 等 能 源 生产 和 开发 项 目 。 

@@ 铁路 、 公 路 、 管 道 、 航 空 以 及 其 他 交通 运输 业 等 交通 运输 项 目 。 

@ 邮政 、 电 信 枢 组 、 通 信 、 信 息 网 络 等 邮电 通信 项 目 。 

@ 防洪、 灌流、 排涝、 引水、 滩涂 治理 、 水 土 保持 、 水 利 枢纽 等 水 利 项 目 。 

加 道路 、 桥 粱 、 地 铁 和 轻轨 交通 、 地 下 管道 、 公 共 停 车 场 等 城市 设施 项 目 。 

@ 污水 排放 及 其 处 理 、 垃 圾 处 理 、 河 湖水 环境 治理 、 昂 入 KN 化 生生 老区 流光 和 
SN 

GD 其 他 基础 设施 项 目 。 

(2) 关系 社会 公共 利益 、 es 光 国 包括 以 下 几 点 。 

GD 供水 、 供 电 、 供 气 、 供 热 等 市 政工 程 项 刁 、 

@ 科技 、 教 育 、 文 化 等 项 目 。 7 六 


| 


@ 体育 、 旅 游 等 项 目 。 <\ 号 
轩 卫生 、 社 会 福利 等 项 目 。 ,XS 
回 商品 住宅 ， 包括 经 济 造 用 从 六 六 让 


GO 共 他 公用 事业 项 目 。 X 

(3) 使 用 国有 资金 匀 次 项 目的 范围 ， wate 

OD 使 用 各 级 财政 预算 内 资金 的 项 目 。 

@ 使 用 纳入 财政 管理 的 各 种 政府 1 性 建设 是 全 的 项 目 。 

@ 使 用 国有 企业 、 事业 单位 自 有 资金 ， 并 且 国有 资产 投资 者 实际 拥有 控制 权 的 项 目 。 
2) 按 项 目 资金 来 源 划分 

(1) 使 用 国家 融资 项 目 ， 范 围 包括 以 下 几 点 。 

GD 使 用 国家 发 行 债券 所 筹资 金 的 项 目 。 

@ 使 用 国家 对 外 借款 、 政 府 担 保 或 者 承诺 还 款 所 筹资 金 的 项 目 。 

@ 使 用 国家 政策 性 贷款 资金 的 项 目 。 

@ 政府 授权 投资 主体 融资 的 项 目 。 

@ 政府 特许 的 融资 项 目 。 

(2) 使 用 国际 组 织 或 者 外 国政 府 贷款 、 援 助 资金 项 目 ， 范围 包括 以 下 几 点 。 
@D 使 用 世界 银行 、 亚 洲 开发 银行 等 国际 组 织 贷款 资金 的 项 目 。 

@ 使 用 外 国政 府 及 其 机 构 贷款 资金 的 项 目 。 

@ 使 用 国际 组 织 或 者 外 国政 府 援助 资金 的 项 目 。 


We 








2. 建设 项 目 招标 的 种 类 


OK IC TT 


WHY 了 


建设 项 目 招标 按照 不 同 的 标准 有 不 同 的 分 类 方式 ， 在 一 个 建设 项 目 中 ， 可 以 根据 需 


要 ， 从 不 同 的 角度 进行 分 类 ， 以 便于 管理 。 

1) 按照 工程 建设 程序 分 类 

(1) 建设 项 目前 期 咨询 招标 。 是 指 对 建设 项 目的 可 行 性 研究 任务 进行 的 招标 。 投 标 方 
一 般 为 工程 咨询 企业 。 中 标的 承包 方 要 根据 招标 文件 的 要 求 ， 向 发 包 方 提供 拟 建 工程 的 可 
行 性 研究 报告 ， 并 对 其 结论 的 准确 性 负责 。 承 包 方 提供 的 可 行 性 研究 报告 ， 应 获得 发 包 方 
的 认可 。 认 可 的 方式 通常 为 专家 组 评估 鉴定 。 
(2) 勘察 设计 招标 。 勘 察 设计 招标 指 根据 批准 的 可 行 性 研究 报告 ， 择 优选 择 勘察 设计 
单位 的 招标 。 勘 察 和 设计 是 两 种 不 同性 质 的 工作 ， 可 由 勘察 单位 和 设计 单位 分 别 完成 。 勘 
察 单位 最 终 提出 施工 现场 的 地 理 位 置 、 地 形 、 地 貌 、 地 质 、 水 文 等 在 内 的 勘察 报告 。 设 计 
单位 最 终 提供 设计 图 纸 和 成 本 预算 结果 。 设 计 招标 还 可 以 进一步 分 为 建筑 方案 设计 招标 、 
施工 图 设计 招标 。 当 施工 图 设计 不 是 由 专业 的 设计 单位 承担 * 而 是 由 施工 单位 承担 ， 一 般 
不 进行 单独 招标 。 AN 

(3) 材料 设备 采购 招标 。 是 指 在 工程 项 目 初步 设计 完成 后 ， 对 建设 项 目 所 需 的 建筑 材 
料 和 设备 (如 电梯 、 供 配 电 系统 、 空调 系统 等 ;采购 任务 进行 的 招标 。 投标 方 通常 为 材料 供 
应 商 、 成 套 设备 供应 商 。 

(4) 工程 施工 招标 。 在 工程 项 目的 初步 设计 或 施工 图 设计 完 生成 后 ， 用 招标 的 方式 选择 
施工 单位 的 招标 。 施工 单位 最 终 向 业主 交付 按 招标 设计 文件 规定 的 建筑 产品 。 

2) 按照 工程 建设 项 目的 构成 分 类 、 

(1) 建设 项 目 招标 。 建设 项 上 招标 是 指 对 一 个 工程 建设 沉 目 的 全 部 工程 进行 的 招标 。 

(2) 单项 工程 招标 > 单项 工程 招标 是 指 对 一 个 正 程 建设 项 目 中 所 包含 的 若干 个 单项 工 
程 进行 的 招标 。 二” 一 AN 

(3) 单位 工程 招标 单位 工程 招标 是 指 对 一 个 单项 工程 所 包含 的 若干 个 单位 工程 进行 
的 招标 。 

3) 按照 工程 发 包 、 承 包 的 范围 分 类 

(1) 工程 总 承包 招标 。 工 程 总 承包 招标 是 指 对 工程 建设 项 目的 全 部 ( 即 交 钥匙 工程 或 
实施 阶段 的 全 过 程 进行 的 招标 。 

(2) 工程 分 承包 招标 。 工 程 分 承包 招标 是 指 中 标的 工程 总 承包 人 作为 其 中 标 范围 内 的 
工程 任务 的 招标 人 ， 依 法 将 其 中 标 范围 内 的 工程 任务 ， 通 过 招标 的 方式 ， 分 包 给 具有 相应 
资质 的 分 承包 人 ， 中 标的 分 承包 人 只 对 招标 的 总 承包 人 负责 。 

(3) 工程 专项 承包 招标 。 工 程 专项 承包 招标 是 指 对 某 些 比较 复杂 或 专业 性 强 ， 有 特殊 
性 要 求 的 单项 工程 进行 的 招标 。 

4) 按照 工程 实施 阶段 所 处 行业 分 类 

(1) 土木 工程 招标 。 是 指 对 建设 工程 中 土木 工程 施工 任务 进行 的 招标 。 

(2) 勘察 设计 招标 。 是 指 对 建设 项 目的 勘察 设计 任务 进行 的 招标 。 

(3) 货物 采购 招标 。 是 指 对 建设 项 目 所 需 的 建筑 材料 和 设备 采购 任务 进行 的 招标 。 

(4) 安装 工程 招标 。 是 指 对 建设 项 目的 设备 安装 任务 进行 的 招标 。 

(5) 建筑 装饰 装修 招标 。 是 指 对 建设 项 目的 建筑 装饰 装修 的 施工 任务 进行 的 招标 。 

(6) 生产 工艺 技术 转让 招标 。 是 指 对 建设 工程 生产 工艺 技术 转让 进行 的 招标 。 

(7) 工程 咨询 和 建设 监理 招标 。 是 指 对 工程 咨询 和 建设 监理 任务 进行 的 招标 。 
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3. 建设 项 目 招标 的 方式 

1) 公开 招标 

公开 招标 又 称 为 无 限 竞争 招标 ， 是 由 招标 单位 通过 报刊 、 广 播 、 电 视 、 网 络 等 方式 发 
布 招标 广告 ， 有 意 的 承包 商 均 可 参加 资格 审查 ， 审 查 合格 的 承包 商 可 购买 招标 文件 并 参加 
投标 的 招标 方式 。 

公开 招标 的 优点 是 : 投标 的 承包 商 多 、 范 围 广 、 竞 争 激烈 ， 业 主 有 较 大 的 选择 余地 ， 
有 利于 降低 工程 造价 ， 提 高 工程 质量 和 缩短 工期 ;缺点 是 : 由 于 投标 的 承包 商 多 ， 招 标 工 
作 量 大 ， 组 织 工作 复杂 ， 需 投入 较 多 的 人 力 、 物 力 ， 招 标 过 程 所 需 时 间 较 长 。 

公开 招标 方式 主要 用 于 政府 投资 项 目 或 投资 额度 大 、 工 艺 、 结 构 复杂 的 较 大 型 工程 建 
设 项 目 。 

2) 邀请 招标 AN 
邀请 招标 又 称 为 有 限 竞争 性 招标 。 这 种 方式 不 发 布 广告 3 业主 根据 自己 的 经 验 和 所 掌 
握 的 信息 资料 ， 褒 有 承担 该 硕 工程 施工 能 力 的 3 个 以 长 疙 ;3 个 ) 承 包 商 发 出 招标 入 请 书 
收 到 邀请 书 的 单位 才 有 资格 参加 投标 。 

邀请 招标 的 优点 是 : 目标 集中 、 招标 的 组 级 江 祖 较 容 易 、 工作 量 比较 小 ;缺点 是 : 由 
于 参加 的 投标 单位 较 少 ， 竞 争 性 较 差 ， 使 招标 单位 对 投标 单位 的 选择 余地 较 少 ， 如 果 招 标 
单位 在 罗拉 六 讲 单 位 前 所 党 可 信息 次 并 民 学 ， 则 会 失去 发 现 最 适合 承担 该 项 目的 承包 商 的 
机 会 。 

全 开导 还是 清扫 帮 以 定 的 要 本 


5.1.3 建设 工程 招 投标 阶段 的 造价 控制 内 容 Neg 

















1. 发 包 人 选择 合理 的 招标 方式 

邀请 招标 汪 般 只 适用 于 国家 投资 的 特殊 项 目 和 非 国有 经 济 的 项 目 ， 公 开 招标 方式 是 能 
够 体现 公开 、 公 正 、 公 平原 则 的 最 佳 招标 方式 。 选 择 合理 的 招标 方式 是 合理 确定 工程 合同 
价款 的 基础 。 
2. 发 包 人 选择 合理 的 承包 模式 
常见 的 承包 模式 包括 总 分 包 模式 、 平 行 承包 模式 、 联 合 承包 模式 和 合作 承包 模式 ， 不 
同 的 承包 模式 适用 于 不 同类 型 的 工程 项 目 ， 对 工程 造价 的 控制 也 发 挥 不 同 的 作用 。 
总 分 包 模式 的 总 包 合同 价 可 以 较 早 确定 ， 业 主 可 以 承担 较 小 的 风险 ， 对 总 承包 商 而 
言 ， 承 担 的 责任 重 ， 风 险 加 大 ， 获 得 高 额 利润 的 可 能 性 也 随 之 提高 。 
平行 承包 模式 的 总 合同 价 不 易 短期 确定 ， 从 而 影响 工程 造价 控制 的 实施 。 工 程 招标 
任务 量 大 ， 需 控制 多 项 合同 价格 ， 从 而 增加 了 工程 造价 控制 的 难度 。 但 对 于 大 型 复杂 工 
程 ， 如 果 分 别 招标 ， 参 与 竞争 的 投标 人 相应 增多 ， 业 主 就 能 够 获得 具有 竞争 性 的 商业 
报价 。 

联合 承包 对 于 业主 而 言 ， 合 同 结构 简单 ， 有 利于 工程 造价 的 控制 ， 对 联合 体 而 言 ， 可 
以 集中 各 成 员 单 位 在 资金 、 技 术 和 管理 等 方面 的 优势 ， 增 强 了 抗 风险 能 

合作 承包 模式 与 联合 承包 相 比 ， 业 主 的 风险 较 大 ， 合 作 各 方 之 间 信任 度 不 够 ， 造 价 控 
制 的 难度 也 较 大 。 
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3. 发 包 人 编制 招标 文件 ， 确 定 合 理 的 工程 计量 方法 和 投标 报价 方法 ， 编 制 标底 和 招 
标 控制 价 


建设 项 目的 发 包 数 量 、 合 同类 型 和 招标 方式 一 经 批准 确定 以 后 ， 即 应 编制 为 招标 服务 
的 有 关 文 件 。 工 程 计量 方法 和 报价 方法 的 不 同 ， 会 产生 不 同 的 合同 价格 ， 因 而 在 招标 前 ， 
应 选择 有 利于 降低 工程 造价 和 便于 合同 管理 的 工程 计量 方法 和 报价 方法 。 编 制 标底 是 建设 
项 目 招标 前 的 一 项 重要 工作 ， 而 且 是 较 复杂 和 细致 的 工作 。 没 有 合理 的 标底 和 招标 控制 价 
可 能 会 导致 工程 招标 的 失误 ， 达 不 到 降低 建设 投资 、 缩 短 建设 工期 、 保 证 工程 质量 、 择 优 
选用 工程 承包 队伍 的 目的 。 

.承包 人 编制 投标 文件 ， 合 理 确定 投标 报价 


拟 投标 招标 工程 的 承包 商 在 通过 资格 审查 后 ， 根 据 获 取 的 招标 文件 ， 编 制 投标 文件 并 对 
其 做 出 实质 性 响应 。 在 核实 工程 量 的 基础 上 -依据 企业 定额 进行 工程 报价 ， 然后 在 广泛 了 解 潜 
在 竞争 者 及 工程 情况 和 企业 情况 的 基础 上 ， 运用 投标 技巧 和 征 确 的 策略 来 确定 最 后 报价 。 


5. 发 包 人 选择 合理 的 评 标 方式 进行 评 标 ， 在 正式 确定 中 标 单位 之 前 ， 对 潜在 中 标 间 
位 进行 询 标 NAN 

评 标 过 程 中 使 用 的 方法 很 多 ， 不 同 的 评估 不 对 应 应 不 同 的 评 标 方法 ， 正 确 的 评 标 方法 
选择 有 助 于 科学 选择 承包 人 。 在 正式 确定 中 标 单位 之 前 ， 一 般 都 对 得 分 最 高 的 一 两 家 潜在 
中 标 单位 的 标 酉 进行 质询 ， 意 在 对 投标 询 中 有 意 或 无 意 的 不 明和 笔 误 之 处 进一步 明确 或 纠 
正 。 尤 其 是 当 投标 人 对 施工 图 计量 的 遗 湄 、 对 定额 套用 的 错 项 、 对 工料 机 市 场 价格 不 熟悉 
而 引起 的 失误 ， 以 及 对 其 他 规避 招标 文件 有 关 要 求 的 投机 取 巧 行为 进行 剖析， 以 确保 发 包 
人 和 潜在 中 标 人 等 各 方 的 利益 都 不 受 损害 。 “站 

6. 发 包 人 通过 评 标 定 标 ， 先 择 中 标 单位 签订 承包 合同 


评 标 委员 会 依据 评 标 规则 ， 对 投标 人 评分 并 排名 ， 向 业主 推荐 中 标 人 ， 并 以 中 标 人 的 
报价 作为 承包 价 、 合同 的 形式 应 在 招标 文件 中 确定 ， 并 在 投标 函 中 做 出 响应 。 目 前 的 建筑 
工程 合同 格式 一 般 采 用 以 下 三 种 形式 : 参考 《FIDIC 合同 条 件 》 格 式 订立 的 合同 ; 按照 国 
家 工商 部 门 和 住 建部 推荐 的 《建设 工程 施工 合同 (示范 文本 )》 格 式 订立 的 合同 ， 由 建设 单 
位 和 施工 单位 协商 订立 的 合同 。 不 同 的 合同 格式 适用 于 不 同类 型 的 工程 ， 正 确 选 用 合适 的 
合同 类 型 是 保证 合同 顺利 执行 的 基础 。 
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【案例 概况 】 

某 办 公 楼 的 招标 人 于 2012 年 10 月 11 日 向 具备 承担 该 项 目 能 力 的 A、B、C、D、EE 共 5 家 投标 
单位 发 出 投标 邀请 书 。 其 中 说 明 : 2012 年 10 月 17 一 18 日 的 9 一 16 时 在 该 招标 人 总 工程 师 室 领取 招 
标 文件 ，2012 年 11 月 8 日 14 时 为 投标 截止 时 间 。5 家 投标 单位 均 接受 邀请 ， 并 按 规 定时 间 提 交 了 
投标 文件 。 投 标 单位 A 在 送出 投标 文件 后 发 现 报价 估算 有 较 严 重 的 失误 ， 于 是 赶 在 投标 截止 时 间 前 
10 分 钟 递交 了 一 份 书面 申请 ， 并 顺利 地 撤回 已 提交 的 投标 文件 。 

开标 时 ， ee 确认 无 误 后 由 工作 人 员 当 众 
拆 封 。 由 于 投标 单位 A 已 撤回 投标 文件 ， 故 招标 人 宣布 有 B、C、D,、 焉 共 4 家 投标 单位 投标 ， 并 
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宣读 该 4 家 投标 单位 的 投标 价格 、 工 期 和 其 他 主要 内 容 。 

评 标 委员 会 委员 由 招标 人 直接 确定 ， 共 由 7 人 组 成 ， 其 中 招标 人 代表 2 人 、 本 系统 技术 专家 2 
人 、 经 济 专家 1 人 、 外 系统 技术 专家 1 人 、 经 济 专家 1 人 。 

在 评 标 过 程 中 ， 评 标 委员 会 要 求 B、D 两 投标 人 分 别 对 其 施工 方案 作 详 细 说 明 ， 并 对 若干 技术 
要 点 和 难点 提出 问题 ， 要 求 其 提出 具体 、 可 靠 的 实施 措施 。 作 为 评 标 委员 会 的 招标 人 代表 希望 投标 
单位 昌 再 适当 考虑 降低 报价 。 按 照 招 标 文件 中 确定 的 综合 评 标 标准 ，4 个 投标 人 综合 得 分 从 高 到 低 
的 依次 顺序 为 B、D、C、E， 故 评 标 委员 会 确定 投标 单位 B 为 中 标 人 。 由 于 投标 单位 BB 为 外 地 企业 ， 
招标 人 于 11 月 10 日 将 中 标 通 知 书 以 挂号 信 方 式 青 出 ,投标 单 位 B 于 11 月 14 日 收 到 中 标 通知 书 。 

从 报价 情况 来 看 ，4 个 投标 人 的 报价 从 低 到 高 的 依次 顺序 为 D、C、B、E， 因 此 ,从 11 月 16 日 
至 12 月 11 日 招标 人 又 与 投标 单位 BB 就 合同 价格 进行 了 多 次 谈判 ， 结 果 投 标 单位 B 将 价格 降 到 略 低 
于 投标 单位 C 的 报价 水 平 ， 最 终 双 方 于 12 月 12 日 签订 了 书面 合同 。 

【案例 解析 】 

从 所 介绍 的 背景 资料 来 看 ， 在 该 项 目的 招标 投标 程序 中 ， nl 《招标 投标 法 》 的 

AN 


有 关 规 定 。 yn 


(1) 招标 人 不 应 仅 宣 布 4 家 投标 单位 参加 投标 。 A 规定 :“ 招 标 人 在 招标 文件 要 求 提 





交 投 标 文件 的 截止 时 间 前 收 到 的 所 有 投标 文件 ， 开 标 时 4 语 3 众 拆 封 、 宣 读 。” 
这 一 规定 是 比较 模糊 的 ， 仅 按 字面 理解 ， 已 : 标 文件 也 应 当 宣读 ， 但 这 显然 与 有 关 撤 回 
投标 文件 的 规定 的 初衷 不 符 。 按 国际 惯例 ， 虽 然 位 A 在 投标 截止 时 间 前 已 撤回 投标 文件 ， 但 


仍 应 作为 投标 人 宣读 其 名 称 ， 0 的 其 他 内 容 。 

(2) 评 标 委员 会 委员 不 应 全 部 由 招标 从 直接 确定 。 按 规定 冯 评 标 委员 会 中 的 技术 、 经 济 专家 ， 
一 般 招标 项 目 应 采取 从 专家 库 中 畏 机 槐 耽 方式 ， 村 于 招标 人 直接 确定 。 本 项 目 显然 
属于 一 般 招标 项 目 。 -A Xe 

6 天下 有 和 扫 杯 间 位 才 记 从 [ 按 规定 ， 评 标 委员 会 可 以 要 求 投标 人 对 投标 
文件 中 合 义 不 明确 的 丙 容 作 必要 的 洪 清 或 者 说 明 8 人 是 漂 清 或 者 说 明 不 得 超出 投标 文件 的 范围 或 者 
改变 投标 文件 的 实质 眉 内 容 ， 在 确定 中 标 人 过 往 招 标 人 不 得 与 投标 人 就 投标 价格 、 投 标 方案 的 实 
质 性 内 容 进 行 谈 痢 

(4) 中 标 通知 书 发 出 后 ， 招 标 人 不 应 与 中 标 人 就 价格 进行 谈判 。 接 规定 ， 招 标 人 和 中 标 人 应 接 
照 招标 文件 和 投标 文件 订立 书面 合同 ， 不 得 再 订立 彰 离 合同 实质 性 内 容 的 其 他 协议 。 

(5) 订立 书面 合同 的 时 间 过 退 。 接 规定 ， 招 标 人 和 中 标 人 应 当 自 中 标 通知 书 发 出 之 日 (不 是 中 标 
人 收 到 中 标 通知 书 之 日 ) 起 30 天 内 订立 书面 合同 ， 而 本 案例 为 32 天 。 
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【案例 概况 】 

某 工程 进行 招标 ,规定 各 投标 单位 递交 投标 文件 截止 期 及 开标 时 间 为 中 午 12 点 整 。 有 6 个 投标 
人 出 席 ， 共 递交 37 份 投标 文件 ， 其 中 有 一 个 出 席 者 同时 代表 两 个 投标 人 。 业 主 通 知 此 人 ， 他 只 能 投 
一 份 投标 文件 而 应 撤回 一 份 投标 文件 。 另 一 名 投标 人 晚 到 了 10 分 钟 ， 原 因 是 门口 警卫 搞 错 人 ， 把 他 
阻拦 了 。 随 后 警卫 向 他 表示 了 雪 意 ， 并 出 面 证 实 他 迟到 的 原因 。 但 业主 拒绝 考虑 他 交 来 的 投标 文件 。 

业主 的 做 法 对 不 对 ? 

【案例 解析 】 

同一 个 投标 人 只 能 单独 或 作为 合伙 人 投 一 份 投标 文件 。 但 他 不 一 定 亲自 递交 ， 可 以 委托 别人 代 
他 递交 投标 文件 并 出 席 开 标 会 。 一 名 代表 可 同时 被 授权 代表 不 止 一 名 投标 人 递交 投标 文件 并 出 席 开 
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标 。 案 例 中 第 一 种 情况 业主 的 做 法 是 不 对 的 。 

在 预定 递交 投标 文件 截止 期 及 开标 时 间 已 过 的 情况 下 ， 不 论 由 于 何 种 原因 ， 业 主 都 可 以 拒绝 巡 
交 的 投标 文件 。 理 由 是 ， 开 标 时 间 已 到 ， 部 分 投标 文件 的 内 容 可 能 已 宣读 ， 退 交 投 标 文件 的 投标 人 
就 有 可 能 作 有 利于 自己 的 修改 。 这 样 ， 对 已 在 开标 前 递交 投标 文件 的 投标 人 不 公平 。 但 按 惯例 只 要 
不 影响 招标 程序 的 完整 性 ， 而 又 无 损 于 有 关 各 方 的 利益 ,说 交 投标 文件 时 间 稍 有 六 延 也 不 必 拘 泥 于 
刻板 的 时 间 。 故 此 ， 在 本 案例 中 ， 如 果 任何 投标 文件 都 未 开 读 ， 业 主 也 可 以 接受 其 投标 文件 。 但 是 
《招标 投标 法 》 第 二 十 八条 中 明文 规定 :“ 在 招标 文件 要 求 提交 投标 文件 的 截止 时 间 后 送 达 的 投标 文 
件 ， 招 标 人 应 当 拒 收 。” 

《FIDIC 招标 程序 》 要 求 : 不 应 启封 在 规定 的 时 间 之 后 收 到 的 投标 书 ， 并 应 立即 将 其 退还 投标 
人 ， 同 时 附 上 一 说 明 函 ， 说 明 收 到 的 日 期 和 时 间 。 


5.2 招标 控制 价 的 编制 从 
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5. 2.1 ”招标 控制 价 的 概念 r 站 


招标 控制 价 ， 是 指 招 标 人 根据 国家 以 及 当地 大 现 定 的 计价 依据 和 计价 办 法 、 招标 文 
件 、 市 场 行情 ， 并 按 工 程 项 目 设计 施工 图 纸 等 具体 条 件 调整 编制 的 ， 对 招标 工程 项 目 限定 
的 最 高 工程 造价 ， 也 可 称 其 为 拦 标 价 预算 控制 价 或 最 高 报价 。 

招标 控制 价 是 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 GB.50500 一 2013) 中 的 术语 ， 对 于 扫 
标 控制 价 及 其 规定 要 注意 以 下 方面 的 理解 。 ww 

(1) 国有 资金 投资 的 工程 建设 项 目 应 实行 工程 量 清单 招标 ， 并 应 编制 招标 控制 价 。 国 
有 资金 投资 的 工程 在 进行 招标 时 ， 根 据 《 招 标 投标 法 》 第 二 十 二 条 第 二 款 的 规定 : “招标 
人 设 有 标底 的 ， 标底 必须 保密 。” 但 由 于 实行 工程 量 清单 招标 后 ， 招标 方式 发 生疏 恋 ， 标 
工 保密 这 一 法 律 规定 已 不 能 起 到 有 效 过 止 哄抬 标价 的 作用 ， 我 国有 的 地 区 和 部 门 已 经 发 4 
了 在 招标 项 目 上 所 有 投标 人 的 报价 均 高 于 标底 的 现象 ， 致 使 中 标 人 的 中 标价 高 于 招标 人 
预算 ,对 招标 工程 的 项 目 业 主 带 来 了 困扰 。 因 此 ,为 有 利于 客观 、 合 理 的 评审 投标 报价 入 
避免 哄抬 标价 ， 造 成 国有 资产 流失 ,招标 人 应 编制 招标 控制 价 ， 作 为 招标 人 能 够 接受 的 最 
高 交易 价格 。 

(2) 招标 控制 价 超过 批准 的 概算 时 ,招标 人 应 将 其 报 原 概算 审批 部 门 审核 。 因 为 我 国 
对 国有 资金 投资 项 目的 投资 控制 实行 的 是 投资 概算 控制 制度 ， 项 目 投资 原则 上 不 能 超过 批 
准 的 投资 概算 。 因 此 ， 在 工程 招标 发 包 时 ， 当 编制 的 招标 控制 价 超过 批准 的 概算 ， 招 标 人 
应 当 将 其 报 原 概算 审批 部 门 重新 审核 。 
(3) 投标 人 的 投标 报价 高 于 招标 控制 价 的 ， 其 投标 应 予以 拒绝 。 根 据 《 中 华人 民 共 和 
国政 府 采 购 法 》( 简 称 《 政 府 采购 法 ) 第 二 条 和 第 四 条 的 规定 :“ 财 政 性 资金 投资 的 工程 属 
于 政府 采购 范围 ， 政 府 采 购 工程 进行 招标 投标 的 ,适用 招标 投标 法 。” 

《政府 采购 法 》 第 三 十 六 条 规定 : “在 招标 采购 中 ， 出 现下 列 情形 之 一 的 ， 应 予 废 标 ， 
(三 ) 投 标 人 的 报价 均 超 过 了 采购 预算 ， 采 购 人 不 能 支付 的 。” 

国有 资金 投资 的 工程 ， 其 招标 控制 价 相当 于 政府 采购 中 的 采购 预算 。 因 此 根据 《政府 
采购 法 》 第 三 十 六 条 ,在 国有 资金 投资 工程 的 招 投标 活动 中 ,投标 人 的 投标 报价 不 能 超过 
招标 控制 价 ， 否则 ， 其 投标 将 被 拒绝 。 
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(4) 招标 控制 价 应 由 具有 编制 能 力 的 招标 人 ,或 受 其 委托 具有 相应 资质 的 工程 造价 咨 
询 人 编制 。 工 程 造价 咨询 人 不 得 同时 接受 招标 人 和 投标 人 对 同一 工程 的 招标 控制 价 和 投标 
报价 的 编制 。 

(5) 招标 控制 价 应 在 招标 时 公布 ， 不 应 上 调 或 下 浮 ， 招 标 人 应 将 招标 控制 价 及 有 关 资 
料 报 送 工程 所 在 地 工程 造价 管理 机 构 备 查 。 招 标 控制 价 的 编制 特点 和 作用 决定 了 招标 控制 
价 不 同 于 标底 ， 无 须 保密 。 为 体现 招标 的 公开 、 公 平 、 公 正 性 ， 防 止 招 标 人 有 意 抬 高 或 压 
低 工程 造价 ， 给 投标 人 以 错误 信息 ， 因 此 招标 人 应 在 招标 文件 中 如 实 公布 招标 控制 价 ， 不 
得 对 所 编制 的 招标 控制 价 进行 上 浮 或 下 调 。 招 标 人 在 招标 文件 中 公布 招标 控制 价 时 ， 应 公 
布 招标 控制 价 各 组 成 部 分 的 详细 内 容 ， 不 得 只 公布 招标 控制 价 总 价 ， 并 应 将 招标 控制 价 报 
工程 所 在 地 工程 造价 管理 机 构 备 查 。 

(6) 投标 人 经 复核 认为 招标 人 公布 的 招标 控制 价 未 按照 《建设 工程 工程 量 清单 计 价 规 
范 》 (GB 50500 一 2013) 的 规定 进行 编制 的 ， 应 在 开标 前 5 天 向 招 投标 监督 机 构 或 (和 ) 工 程 
造价 管理 机 构 投诉 。 招 投标 监督 机 构 应 会 同 工 程 造价 管理 机 构 对 投诉 进行 处 理 ， 当 招标 控 
制 价 误差 二 士 3% 的 应 责成 招标 人 修改 。 , 人] 


5.2.2 招标 控制 价 的 作用 与 编制 依据 四 


1， 招 标 控制 价 的 作用 一 


(1) 在 招标 文件 中 事先 公 \ 布 招 棕 控制 价 ， 评 标 时 可 以 合理 确定 定 E 中 标价 。 采 用 传统 的 标 
底 或 无 标底 方式 招标 ， 标底 必需 保密 ， 评 标 时 是 以 最 接近 标底 的 报价 来 确定 中 标价 。 实践 
中 ， 一 些 工程 项 目 在 招标 中 除 子 过 度 的 低 价 恶 性 竞争 外 ， 也 会 出 现 “ 围 标 ” 现 象 ， 即 所 有 
投标 价 均 高 于 标底 ,但 最 低 丽 投标 价 仍 能 中 标 、 这 对 招标 人 控制 工程 造价 是 不 利 的 。 

招标 控制 价 是 事先 公布 的 最 高 限 价 ,无 筑 保密 ， 评 标 时 不 参与 评分 ， 也 不 在 评 标 中 占 
有 权重 ， 只 是 对 一 个 具体 建设 项 目的 工程 造价 起 参考 作用 。 对 低 于 招标 控制 价 的 合理 最 低 
价 即 可 中 标 ， 而 洛 于 招标 控制 价 的 投标 报价 则 为 庆 标 。 因此 ,招标 人 如 实 公布 招标 控制 
价 ， 合理 确定 中 标价 ， 体 现 了 招标 活动 的 公平 、 公 正 原则 。 

(2) 设立 招标 控制 价 ， 可 有 效 控制 投资 、 防 止 恶性 哄抬 标价 。 招 标 控制 价 是 衡量 投标 
单位 报价 的 准绳 ， 有 了 招标 控制 价 ， 才 能 正确 判断 投标 报价 的 合理 性 和 可 靠 性 。 由 于 招标 
控制 价 是 最 高 限 价 ， 在 工程 招标 活动 中 ， 设 置 合理 的 招标 控制 价 可 以 相对 降低 工程 造价 ， 
有 效 地 控制 工程 经 费 的 使 用 。 

(3) 招标 控制 价 的 提出 ， 体 现 了 建筑 市 场 的 交易 公平 性 。 招标 控制 价 的 公布 ， 既 设置 
了 控制 上 限 又 尽量 地 减少 了 招标 人 对 评 标 基 准 价 的 影响 ， 使 投标 人 自主 报价 、 公 平 竞争 ， 
体现 了 建筑 市 场 的 交易 公平 性 ， 符 合 当前 的 建筑 市 场 规律 。 

2. 招标 控制 价 的 编制 依据 

(1) 现行 国家 标准 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 (GB 50500 一 2013) 与 专业 工程 计 
量规 范 。 

(2) 国家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 颁发 的 计价 定额 和 计价 办 法 。 

(3) 建设 工程 设计 文件 及 相关 资料 。 

(4) 拟定 的 招标 文件 及 招标 工程 量 清单 。 
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(5) 与 建设 项 目 相关 的 标准 、 规 范 、 技 术 资料 。 

(6) 施工 现场 情况 、 工 程 特点 及 常规 施工 方案 。 

(7) 工程 造价 管理 机 构 发 布 的 工程 造价 信息 ， 工 程 造 价 信息 没有 发 布 的 参照 市 场 价 。 
(8) 其 他 相关 资料 。 


5. 2.3 ”招标 控制 价 的 编制 内 容 


根据 住 建部 、 财 政 部 《关于 印发 《建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 ) 的 通知 》( 建 标 
[2013] 44 号 )， 为 指导 工程 造价 专业 人 员 计 算 建 筑 安装 工程 造价 ,将 建筑 安装 工程 费用 
按 工程 造价 形成 顺序 划分 为 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 、 规 费 和 税金 。 

1. 分 部 分 项 工程 费 的 编制 

分 部 分 项 工程 费 计 算 中 采用 的 分 部 分 项 工程 量 应 是 招标 文件 中 工程 量 清单 提供 的 工程 
量 : 分 部 分 项 工程 费 计算 中 采用 的 单价 是 综合 单价 ， 综 合 单价 应 根据 招标 文件 中 的 分 部 分 
项 工程 量 清单 项 目的 特征 描述 及 有 关 要 求 ， 行业 建设 主管 部 门 颁发 的 计价 定额 和 计价 办 法 
进行 编制 。 综合 单价 中 应 当 包括 招标 文件 中 招标 人 要 汪 投 标 人 所 承担 的 风险 内 容 及 其 范围 
(幅度 ) 产 生 的 风险 费用 。 招标 文件 提供 了 暂 佑 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 计 入 综合 单价 。 


2. 措施 项 目 费 的 编制 


措施 项 目 应 按 招标 文件 中 提供 的 措施 项目 清单 和 拟 建 工程 项 目 采 用 的 施工 组 织 设计 进 
行 确定 。 措 施 项 目 采 用 分 部 分 项 工程 综合 单价 形式 进行 计价 的 工程 量 ， 应 按 措施 项 目 清音 
中 的 工程 量 ， 采 用 综合 单价 计 春 ; 以 “项 ”为 单位 的 方式 计价 的 ， 应 包括 除 规 费 、 税 金 以 
外 的 全 部 费用 。 措 施 项 目 费 中 的 安全 文明 施工 费 应 当 按照 国家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 站 
的 规定 标准 计价 ， 不 得 作为 竞争 性 费用 。 

3. 其 他 项 目 党 的 锁 

(1) 暂 列 仿 客 ;为 保证 工程 施工 建设 的 话 利 实施 ， 应 针对 施工 过 程 中 可 能 出 现 的 各 种 
不 确定 因素 对 工程 造价 的 影响 ， 在 招标 控制 价 中 估算 一 笔 暂 列 金额 。 和 暂 列 金额 可 根据 工程 
的 复杂 程度 、 设 计 深度 、 工 程 环境 条 件 (包括 地 质 、 水 文 、 气 候 条 件 等 ) 进 行 估算 ， 一 般 可 
按 分 部 分 项 工程 费 的 10%~15% 作 为 参考 。 

(2) 暂 估价 。 暂 估价 包括 材料 暂 估价 和 专业 工程 暂 估价 。 编 制 招标 控制 价 时 ， 材 料 暂 
估 单 价 应 按 工程 造价 管理 机 构 发 布 的 工程 造价 信息 中 的 材料 单价 计算 ， 工 程 造价 信息 未 发 
布 的 材料 单价 ， 其 单价 参考 市 场 价格 估算 。 专 业 工 程 暂 估价 应 分 不 同 的 专业 ， 按 有 关 计价 
规定 进行 估算 。 

(3) 计 日 工 。 计 日 工 包括 计 日 工人 工 、 材 料 和 施工 机 械 。 在 编制 招标 控制 价 时 ， 对 计 
日 工 中 的 人 工 单价 和 施工 机 械 台 班 单价 应 按 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 或 其 授权 的 工程 造价 
管理 机 构 公布 的 单价 计算 ; 材料 应 按 工程 造价 管理 机 构 发 布 的 工程 造价 信息 中 的 材料 单价 
计算 ， 工 程 造价 信息 未 发 布 材料 单价 的 材料 ， 其 价格 应 按 市 场 调查 确定 的 单价 计算 。 

(4) 总 承包 服务 费 。 编 制 招标 控制 价 时 ， 总 承包 服务 费 应 按照 省 级 或 行业 建设 主管 部 
门 的 规定 ， 并 根据 招标 文件 列 出 的 内 容 和 要 求 估算 。 在 计算 时 可 参考 以 下 标准 : 招标 人 仅 
要 求 对 分 包 的 专业 工程 进行 总 承包 管理 和 协调 时 ， 按 分 包 的 专业 工程 估算 造价 的 1.5% 计 
算 ; 招标 人 要 求 对 分 包 的 专业 工程 进行 总 承包 管理 和 协调 ， 并 同时 要 求 提供 配合 服务 时 ， 
根据 招标 文件 列 出 的 配合 服务 内 容 和 提出 的 要 求 ， 按 分 包 的 专业 工程 估算 造价 的 3%~5% 
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计算 ; 招标 人 自行 供应 材料 的 ， 按 招标 人 供应 材料 价值 的 1% 计 算 。 
4. 规 费 和 税金 的 编制 


规 费 和 税金 应 按 国家 或 省 级 、 行 业 妇 





5. 2. 4 ”招标 控制 价 的 计价 程序 与 组 价 


1. 招标 控制 价 计 价 程序 
建设 工程 的 招标 控制 价 反映 的 是 单位 工程 费用 ， 各 单位 工程 费用 是 由 分 部 分 项 工程 
费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 、 规 费 和 税金 组 成 。 招 标 人 (建设 单位 ) 招 标 控制 价 计价 程序 
与 投标 人 (施工 企业 ) 投 标 报价 计价 程序 相同 。 


OK IC ERT 


E 设 主管 部 门 规定 的 标准 计算 ， 不 作为 竞争 性 费 

























































































和 \ E 
工程 招标 控制 价 计价 程序 表 如 表 5 一 1 所 示 。 R ‘A\ 
表 5-1 建设 单位 工程 招标 控制 价 计价 程序 
工程 名 称 ， 标 人 NA 
序号 内 午 ,， 浓 计算 方法 金额 /元 
1 “| 分 部 分 项 工程 费 CU | 按 计价 规定 计算 
1 > ee 
1.2 所 > 
$8 * < » 六 
»。3 ‘ ws; x 
1.4 A -TX 
1.5 2AA SS 
XG DAS 
2 | 措施 项 目 费 按 计价 规定 计算 
2.1 其 中 : 安全 文明 施工 费 按 规定 标准 计算 
3 | 其 他 项 目 费 
3.1 | 其 中 ; 和 暂 列 金 额 按 计价 规定 估算 
3.2 | 其 中 专业 工程 暂 估价 按 计价 规定 估算 
3.3 | 其中; 计 日 工 按 计价 规定 估算 
3.4 ”| 其 中 ， 总 承包 服务 费 按 计价 规定 估算 
4 | 规 费 按 规定 标准 计算 
5 | 税金 (扣除 不 列 人 计 税 范围 的 工程 设备 金额 ) | (1 十 ?十 3 十 4) X 规 定 税率 

















招标 控制 价 合计 王 1 十 2 十 3 十 4 十 5 


Ts 
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2. 综合 单价 的 组 价 

招标 控制 价 的 分 部 分 项 工程 费 应 由 各 单位 工程 的 招标 工程 量 清单 乘 以 其 相应 综合 单价 
汇总 而 成 。 综 合 单价 的 组 价 首先 依据 提供 的 工程 量 清单 和 施工 图 纸 ， 按 照 工 程 所 在 地 区 颁 
发 的 计价 定额 的 规定 ,确定 所 组 价 的 定额 项 目 名 称 , 并 计算 出 相应 的 工程 量 ; 其 次 ,依据 
工程 造价 政策 规定 或 工程 造价 信息 确定 其 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 单价 ; 再 次 ， 在 考虑 风险 
因素 确定 管理 费 率 和 利润 率 的 基础 上 ， 按 规定 程序 计算 出 所 组 价 定额 项 目的 合 价 ， 然 后 将 
若干 项 所 组 价 的 定额 项 目 合 价 相 加 除 以 工程 量 清单 项 目 工程 量 ， 便 得 到 工程 量 清单 项 目 综 
合 单价 ， 对 于 未 计价 材料 费 (包括 暂 估 单 价 的 材料 费 ) 应 计 入 综合 单价 。 
定额 项 目 合 价 = 定额 项 目 工程 量 X[>) (定额 人 工 消耗 量 X 人 工 单价 ) 


十 避 (定额 材 料 消耗 量 x 材料 单价 ) 十 如 (定额 机 械 台 x 机 械 台 班 单价 ) 








班 消耗 量 
十 价差 十 管理 费 和 利润 ] CA (5.1) 
工程 最 清单 综合 单价 > 定额 项 目 合 价 十 未 计价 材料 运动 








工程 最 清 单项 目 工程 量 
5. 2. 5 合理 编制 招标 控制 价 了 


1. 招标 控制 价 应 体现 社会 平均 水 衬 | 一、 

在 招标 控制 价 编制 的 过 程 中 招标 人 势必 希望 通过 招标 选择 到 具有 成 熟 的 先进 技术 和 
先进 经 验 的 承包 人 ， 显 然 这 样 的 企业 应 该 在 技术 和 管理 上 具有 一 定 的 优势 ， 在 工程 成 本 管 
理 和 控制 方面 也 应 具有 更 强 的 竞争 性 ， 反 映 出 社会 平均 先进 水 平 。 这 种 平均 先进 原则 是 在 
正常 的 施工 条 件 下 ， 拓 多 数 生产 者 经 过 努力 能 够 达到 和 超过 的 水 平 ， 能 够 反映 比较 成 熟 的 
先进 技术 和 先进 经 验 ; 有 利于 降低 工料 消耗 :提高 企业 管理 水 平 ， 达 到 鼓励 先进 、 勉 励 中 
间 、 牙 策 沙 后 的 水 平 。 六 
作为 投标 报价 的 最 高 限制 价 ， 遵 循 社会 平均 水 平原 则 ， 一 方面 对 因 围 标 和 串 标 行为 而 
哄抬 标价 起 到 制约 作用 ， 使 得 即便 存在 这 样 的 行为 也 是 被 控制 在 社会 平均 水 平 范围 之 内 
另 一 方面 使 投标 人 能 够 看 到 获得 合理 利润 的 前 提 下 积极 参加 投标 ， 并 在 经 评审 的 合理 低 价 
中 标的 评 标 方法 下 进行 竞争 胜出 ， 从 而 使 得 招标 人 选择 到 满意 的 承包 人 。 

2. 编制 人 应 提高 执业 素质 和 业务 能 力 

招标 控制 价 要 随 招标 文件 一 起 发 布 ， 这 就 要 求 招标 控制 价 的 编制 必须 快速 、 准 确 ， 要 
求 编制 人 熟悉 清单 计价 和 施工 特点 ， 严 格 按照 (建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 )》 (GB 
50500 一 2013) 编 制 招标 控制 价 。 

在 编制 招标 控制 价 时 应 仔细 研读 相应 定额 的 章节 说 明 、 定 额 工程 内 容 及 页 下 面 的 附注 ， 
在 套用 定额 前 要 明确 知道 定额 包含 的 工作 内 容 及 未 包含 的 工作 内 容 ， 以 免 多 计 或 少 计 。 

3. 掌握 新 材料 、 新 工艺 、 新 技术 的 现状 及 趋势 

由 于 施工 技术 在 不 断 更 新 进步 ， 在 工作 中 经 常会 遇 到 新 材料 和 新 工艺 ， 在 仔细 阅读 图 
纸 的 基础 上 如 果 还 有 疑问 ， 一 定 要 向 设计 人 员 咨 询 学 习 ， 同 时 善 用 网 络 资源 。 在 对 工程 施 
工程 序 理 清 、 掌 握 的 基础 上 才能 较为 准确 地 为 新 材料 和 新 工艺 进行 定额 补充 ， 提 出 较为 合 
理 的 报价 。 
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4. 建立 价格 咨询 系统 

虽然 目前 各 地 区 基本 都 设置 了 建筑 材料 指导 价 作 参考 ， 而 且 每 年 都 在 不 断 增加 项 目 ， 
但 毕竟 所 反映 的 材料 种 类 和 价格 是 有 限 的 ， 很 多 材料 价格 无 法 直接 查询 ， 这 就 要 求 招标 控 
制 价 编制 人 员 建 立 市 场 价格 咨询 系统 ， 及 时 更 新 材料 种 类 及 价格 ， 与 相关 厂家 保持 联系 ， 
自主 建立 价格 咨询 系统 。 














5.3 建设 工程 投标 报价 


5. 3.1 ”建设 工程 施工 投标 的 程序 与 投标 报价 


1. 建设 工程 施工 投标 的 程序 

施工 投标 程序 如 下 。 

(1) 获取 招标 信息 。 i 再 结合 自己 的 实 
力 选择 投标 工程 。 

(2) 申请 投标 。 过 有 招标 广告 或 适 知 的 规定 向 扣 标 单位 提出 投标 申请 并 提交 有 关 
资料 。 人 
(3) 接受 招标 单位 的 资格 审查 。。 厂 

(4) 审查 合格 的 企业 购买 招标 交 件 及 有 关 资料 。 > 

(5) 参加 现场 勘察 ， 并 就 招标 中 的 问题 向 招标 单位 提出 质疑 。 

(6) 编制 标书 。 标 书 是 投标 单位 用 于 投标 的 综 宗谷 性 技术 经 济 文件 。 它 是 承包 商 技术 水 
平和 管理 水 平 的 综合 体现 ， 也 是 招标 单位 选择 承包 商 的 主要 依据 ， 中 标的 标书 又 是 签订 工 
程 承包 合同 的 基础 标书 的 内 容 应 包括 以 下 九 个 方面 。 

O 标 函 的 综合 说 明 。 

@ 按 招标 文件 的 工程 量 填写 单价 、 单 位 工程 造价 和 总 造价 。 

@ 计划 开 、 竣 工 日 期 及 日 历 施 工 天 数 。 

@ 工程 质量 达到 的 等 级 以 及 保证 安全 与 质量 的 主要 措施 。 

@ 施工 方案 以 及 技术 组 织 措施 和 工程 形象 进度 。 

@ 主要 工程 的 施工 方法 和 施工 机 械 的 选择 。 

@ 临时 设施 需 用 占 地 数量 和 主要 材料 耗 用 量 等 。 

编制 标书 是 一 项 很 复杂 的 工作 ,投标 单位 必须 认真 对 待 。 在 取得 招标 文件 后 ， 首 先 应 
组 织 人 员 仔细 阅 读 全 部 内 容 ， 然 后 对 现场 进行 实地 勘察 ; 向 建设 单位 询问 并 了 解 有 关 问 
题 ， 把 招标 工程 各 方面 情况 弄 清 楚 ， 在 此 基础 上 完成 标书 。 

(7) 封 送 投标 书 。 

(8) 参加 开标 、 评 标 、 决 标 。 

(9) 中 标 后 与 建设 单位 签订 工程 承包 合同 。 

2. 我 国 投标 报价 的 模式 


我 国 工程 造价 改革 的 总 体 目 标 是 形成 以 市 场 价格 为 主 的 价格 体系 ， 但 目前 尚 处 于 过 渡 
时 期 ， 总 的 来 说 , 我 国 投标 报价 模式 有 定额 计价 模式 和 工程 量 清单 计价 模式 两 种 。 


(~ 
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(1) 以 定额 计价 模式 投标 报价 。 一 般 是 采用 预算 定额 来 编制 ， 即 按照 规定 的 分 部 分 项 
工程 子 目 逐 项 计算 工程 量 ， 套 用 定额 基价 或 根据 市 场 价格 确定 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 具 
使 用 费 ， 然 后 再 按 规定 的 费用 定额 计 取 各 项 费用 ， 最 后 汇总 形成 标价 。 
(2) 以 工程 量 清单 计价 模式 投标 报价 。 这 是 与 市 场 经 济 相 适应 的 投标 报价 方法 ， 也 是 
国际 通用 的 竞争 性 招标 方式 所 要 求 的 。 一 般 是 由 标底 编制 单位 根据 业主 委托 ， 将 拟 建 招标 
工程 全 部 项 目 和 内 容 按 相关 的 计算 规则 计算 出 工程 量 并 列 在 清单 上 作为 招标 文件 的 组 成 部 
分 供 投标 人 逐 项 填报 单价 ， 同 时 计算 出 总 价 作为 投标 报价 ， 然 后 通过 评 标 竞争 确定 合同 
价 。 工 程 量 清单 报价 由 招标 人 给 出 工程 量 清单 ， 投 标 者 填报 单价 ， 单 价 应 完全 依据 企业 技 
术 、 管 理 水 平等 企业 实力 而 定 ， 以 满足 市 场 竞争 的 需要 。 


5. 3. 2 ”投标 报价 的 编制 












































1. 投标 报价 的 编制 原则 AK‘ 
投标 报价 的 编制 主要 是 投标 单位 对 承建 招标 工程 所 要 发 生 的 各 种 费用 的 计算 。 在 进行 
投标 计算 时 ， 必 须 首先 根据 招标 文件 进 一 步 复核 工程 量 、 作为 投标 计算 的 必要 条 件 ， 应 预 
先 确定 施工 方案 和 施工 进度 ， 此 外 ， 投标 计算 还 必须 与 采用 的 合 同形 式 相 协 调 。 报 价 是 投 
标的 关键 性 工作 ， 报 价 是 否 合理 直接 关系 到 投标 的 成 败 。 
(1) 以 招标 文件 中 设 定 的 发 承包 双方 责任 划分 ， 作为 考虑 投标 报价 费用 项 目 和 费用 计 
算 的 基础 ， 根 据 工程 发 承包 模式 考虑 投标 报价 的 费用 内 容 和 计算 深度 。 
(2) 以 施工 方案 、 技术 措施 等 作为 投标 报价 计算 的 基本 条 件 。 
63) 以 反映 企业 技术 和 管理 水 平 的 企业 定额 作为 计算 人 工 、 材料 和 机 械 台 班 消耗 量 的 
基本 依据 。 
(0 充分 利用 现场 考 罕 调研 成 果 、 二 并 确定 
调价 方法 。 SA ， 
(5) 报价 计算 方法 要 科学 严谨 、 简明 适用 。 
2. 投标 报价 的 计算 依据 
(1) 现行 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 )。 
(2) 国家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 颁发 的 计价 办 法 。 
(3) 企业 定额 ， 国 家 或 省 级 、 行 业主 管 部 门 颁发 的 计价 定额 。 
(4) 招标 文件 、 招 标 工程 量 清单 及 其 补充 通知 、 答 疑 纪要 。 
(5) 建设 工程 设计 文件 及 相关 资料 。 
(6) 施工 现场 情况 、 工 程 特点 及 投标 时 拟定 的 施工 组 织 设计 或 施工 方案 。 
(7) 与 建设 项 目 相关 的 标准 、 规 范 等 技术 资料 。 
(8) 市 场 价格 信息 或 工程 造价 管理 机 构 发 布 的 工程 造价 信息 。 
(9) 其 他 的 相关 资料 。 
在 标价 的 计算 过 程 中 ， 对 于 不 可 预见 费用 的 计算 必须 慎重 考虑 ， 不 要 遗漏。 
3. 投标 报价 的 编制 方法 
1) 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 的 编制 
(1) 复核 分 部 分 项 工程 量 清单 的 工程 量 和 项 目 是 否 准确 。 
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(2) 研究 分 部 分 项 工程 量 清单 中 的 项 目 特征 描述 。 

(3) 进行 清单 综合 单价 计算 。 

综合 单价 组 价 方法 主要 有 两 种 。 

O 根据 定额 计算 。 针 对 工程 量 清单 中 的 一 个 项 目 描述 的 特征 ， 按 有 关 定 额 的 项 目 划 
分 和 工程 量 计算 规则 计算 ， 得 出 该 项 目的 综合 单价 。 

@ 按照 实际 费用 估算 。 针 对 工程 量 清单 中 的 一 个 项 目 描述 的 特征 ， 按 实际 可 能 发 生 
的 费用 项 目 进行 有 关 费 用 估算 并 考虑 风险 费用 ， 再 除 以 清单 工程 量 得 出 该 项 目的 综合 
单价 。 

(4) 进行 工程 量 清单 综合 单价 的 调整 。 注 意 综合 单价 调整 时 降低 过 低 可 能 会 加 大 承包 
商 亏损 的 风险 ， 过 度 的 提高 可 能 会 失去 中 标的 可 能 。 

(5) 编制 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 表 。 将 调整 后 的 综合 单价 填 人 分 部 分 项 工程 量 清单 
计价 表 ， 计算 各 个 项 目的 合 价 和 合计 。 人 

2) 措施 项 目 工程 量 清单 与 计价 表 的 编制 WS 

(1) 投标 人 可 根据 工程 实际 情况 结合 施工 组 织 设计 ,自主 确定 措施 项 目 费 。 

(2) 措施 项 目 清单 计价 应 根据 拟 建 工程 的 施 卫 组 织 设计 ， 对 于 可 以 精确 计 “ 量 ”的 措 
施 项 目 宜 采用 分 部 分 项 工程 量 清单 方式 的 综合 单价 计价 :对 于 不 能 精确 计量 的 措施 项 目 可 
以 “项 ”为 单位 的 方式 按 “ 率 值 ”计价 < 应 包括 除 规 费 、 税金 外 的 全 部 费用 ; 以 “项 ”为 
计量 单位 的 ， 按 项 计价 ， 其 价格 组 成 与 综 人 单价 相同 ， 应 包括 除 规 费 、 税 金 以 外 的 全 部 
费用 。 > 

63) 指认 项 目 清单 中 的 慨 侠 文 前 帮工 烛 应 控 妥 国家 彼 省 级 、 行业 建设 主管 部 门 的 规定 
计价 ， 不 作为 竞争 性 费用 区 

3) 其 他 项 目 工程 量 清单 与 计价 表 的 编制 “> 

(1) 暂 列 人 金额 应 按照 其 他 项 目 清单 中 列 出 的 金额 填写 ， 不 得 变动 。 

(2) 暂 估价 不 得 变动 和 更 改 。 

(3) 总 承包 服务 费 应 根据 招标 人 在 招标 文件 中 列 出 的 分 包 专业 工程 内 容 和 供应 材料 、 
设备 情况 ， 按 照 招标 人 提出 的 协调 、 配 合 与 服务 要 求 和 施工 现场 管理 需要 自行 确定 。 

4) 规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 的 编制 

规 费 和 税金 应 按 国 家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 的 规定 计算 ， 不 得 作为 竞争 性 
费用 。 

5) 投标 价 的 汇总 

投标 人 的 投标 总 价 应 当 与 组 成 工程 量 清单 的 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 
费 、 规 费 和 税金 的 合计 金额 相 一 致 ， 即 投标 人 在 进行 工程 量 清单 招标 的 投标 报价 时 ， 不 能 
进行 投标 总 价 优惠 (或 降价 、 让 利 )， 投 标 人 对 投标 报价 的 任何 优惠 (或 降价 、 让 利 ) 均 应 反 
映 在 相应 清单 项 目的 综合 单价 中 。 


5.3.3 投标 报价 的 策略 


评 标 办 法 中 一 般 投标 报价 所 占 比 重 达 60% 左 右 ， 报 价 策略 在 投标 中 所 占 比重 非常 高 。 
投标 技巧 是 指 投标 人 通过 投标 决策 确定 的 既 能 提高 中 标 率 ， 又 能 在 中 标 后 获得 期 望 效益 的 
编制 投标 文件 及 其 标价 的 方针 、 策 略 和 措施 。 编 制 投标 文件 及 其 标价 的 方针 是 最 基本 的 
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投标 技巧 。 建 筑 业 企业 应 当 以 诚实 信用 为 方针 ， 在 投标 全 过 程 贯彻 诚实 信用 原则 ， 用 以 指 
导 其 他 投标 技巧 的 选择 和 应 用 。 

1. 不 平衡 报价 

不 平衡 报价 是 指 对 工程 量 清单 中 各 项 目的 单价 ， 按 投标 人 预定 的 策略 作 上 下 浮动 ， 但 
不 变动 按 中 标 要 求 确定 的 总 报价 ， 使 中 标 后 能 获取 较 好 收益 的 报价 技巧 。 在 建设 工程 施工 
项 目 投标 中 ， 不 平衡 报价 的 具体 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

(1) 前 高 后 低 。 对 早期 工程 可 适当 提高 单价 ， 相 应 地 适当 降低 后 期 工程 的 单价 。 这 种 
方法 对 竣工 后 一 次 结算 的 工程 不 适用 。 

(2) 工程 量 增加 的 报 高 价 。 工 程 量 有 可 能 增加 的 项 目 单价 可 适当 提高 ， 反 之 则 适当 降 
低 。 这 种 方法 适用 于 按 工 程 量 清单 报价 、 按 实际 完成 工程 量 结算 工程 款 的 招标 工程 。 工 各 
量 有 可 能 增 减 的 情形 主要 有 以 下 几 种 。 人 

Q@ 校 核 工程 量 清单 时 发 现 的 实际 工程 量 将 增 减 的 项 目 、、 

@ 图 纸 内 容 不 明确 或 有 错误 ， 修 改 后 工程 量 将 增 减 的 项 目 。 

@@ 暂 定 工程 中 预计 要 实施 (或 不 实施 ) 的 项 目 所 包容 的 分 部 分 项 工程 等 

(3) 工程 内 容 不 明确 的 报 低 价 。 没 有 工程 量 只 通报 单价 的 项 目 ， 如 果 是 不 计 入 总 报价 
的 ， 单 价 可 适当 提高 ;工程 内 容 不 明确 的 , 单价 可 以 适当 降低 。 

(4) 量 大 价 高 的 提高 报价 。 工程 量 天 的 少数 子 项 适当 提高 单价 ， 工程 量 小 的 大 多 数 子 
项 则 报 低 价 。 ead ss lel , 汉 


| 

OH OO one ; 
应 用 不 平衡 报价 法 的 注意 事项 有 以 下 两 种 ~” 从 
GD 注意 避免 个 须 目 的 报价 时 高 时 低 ， 和 否则 有 可 能 失去 中 标 机 会 。 


@ 上 述 不 平衡 报 究 的 具体 做 法 要 统筹 考 着 ,例如 ， 茶 项 目 虽 然 属于 早期 工程 ， 但 工 
程 量 可 能 是 减少 的 ， 则 不 宜 报 高 价 


sn, , 


【案例 概况 】 
某 投标 单位 参与 某 商用 办 公 楼 项 目 投标 ， 为 了 既 不 影响 中 标 又 能 在 中 标 后 取得 良好 的 收益 ， 决 
定 采用 不 平衡 报价 法 对 原 估 价 做 适当 调整 ， 具 体 报价 情况 见 表 5- 2。 


表 5-2 调整 前 后 报价 表 ( 单 位 : 万 元 ) 


分 部 工程 桩 基 维 护 工程 “| ”主体 结构 工程 总 价 


调整 前 (投标 估价 ) 1480 6 600 7 200 15 280 






























Bi 

















调整 后 (投标 报价 ) 1 600 | 7 200 6 480 15 280 





现 假设 基础 工程 、 主 体 结构 工程 和 装饰 工程 的 工期 分 别 为 4 个 月 、12 个 月 和 8 个 月 ， 贷 款 月 利率 为 
1%， 各 分 部 工程 每 月 完成 的 工程 量 相 同 并 能 按 月 度 及 时 拨付 工程 款 ， 现 值 系 数 表 参 见 表 5 一 3。 
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表 5-3 现 值 系数 表 
























n 4 8 12 16 
(P/A, 1%, mn) 3.9020 7.6517 11.255 1 14.717 9 
(P/F, 1%, n) 0.9610 0.9235 0.887 4 0.852 8 


问题 : 1 上述 报价 方案 的 调整 是 否 合理 ? 

2. 计算 调价 前 后 的 工程 款 现 值 。 

【案例 评析 】 

1. 本 案例 中 ， 投 标 人 将 前 期 的 桩 基 维护 工程 和 主体 结构 工程 报价 调 高 ， 而 将 后 期 的 装饰 工程 报价 调 
低 ， 可 以 在 施工 的 早期 阶段 收 到 较 多 的 工程 款 ， 从 而 提高 其 所 得 工程 款 现 值 ; 而 且 调整 幅度 均 为 超过 
士 10%， 在 合理 范围 之 内 。 因 此 ， 该 报价 方案 调整 合理 。 

2. 调价 前 后 的 工程 款 现 值 如 下 。 < 从 

(1) 调整 前 工程 款 。 

和 NA 
主体 结构 工程 每 月 工程 教 A 一 6/600N2 2 二 550( 万 元 ) 
装饰 工程 每 月 工程 款 A， ee 


调整 前 的 工程 款 现 值 为 > RS 

PVo=A1(P/A, 1%, 4)+As(P/A, 1%, Pk: 1%, 4)+ AsCP/A, 1%, 8)(P/F, 1%, 16) 
一 13 265. 45( 万 元 ) SN 
(2) 调整 后 工程 款 。 XX、 2 、 





桩 基 维 护 江 程 夺 月 工程 区 全 一 1 690/1 0( 
体 结构 卫 程 每 月 工程 款 4 一 73200y 和 2 一 600( 万 元 ) 
帮工 程 每 月 工程 款 A! RS 810( 万 元 ) 


轴 上 后 的 工程 过 人 为 “5 
PV= MCAAN 4 十 A:(P/A，1%， B/E, 1%, 4)+ AsCP/A, 1%, 8)(P/F, 1%, 16) 
一 13 336. NS 


PV 一 PV, 一 13 336. 04 一 13 265. 45 一 70. 59( 万 元 ) 
投标 人 采用 不 平衡 报价 法 后 所 得 工程 款 现 值 差额 为 70. 59 万 元 。 


2. 多 方案 报价 法 

多 方案 报价 法 是 投标 人 针对 招标 文件 中 的 某 些 不 足 ， 提 出 有 利于 业主 的 替代 方案 (又 
称 备 选 方案 )， 用 合理 化 建议 吸引 业主 争取 中 标的 一 种 投标 技巧 。 

多 方案 报价 法 具体 做 法 是 : 按 招标 文件 的 要 求 报 正式 标价 ; 在 投标 书 的 附录 中 提出 替 
代 方 案 ， 并 说 明 如 果 被 采纳 ， 标 价 将 降低 的 数额 。 

(1) 替代 方案 的 种 类 : @ 修 改 合 同 条 款 的 蔡 代 方 案 ; 回合 理 修改 原 设计 的 替代 方 
案 等 。 

(2) 多 方案 报价 法 的 特点 : 四 多 方案 报价 法 是 投标 人 的 “为 业主 服务 ”经 营 思想 的 体 
现 ; 加 多 方案 报价 法 要 求 投标 人 有 足够 的 商务 经 验 或 技术 实力 ; 回 招 标 文件 明确 表示 不 接 
受 蔡 代 方 案 时 ， 应 放弃 采用 多 方案 报价 法 。 


3. 计 日 工 单价 的 报价 
如 果 是 单纯 报 计 日 工 单价 ,而 且 不 计 入 总 价 中 ,可 以 报 高 些 ， 以 便 在 业主 额外 用 工 或 
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使 用 施工 机 械 时 可 多 盈利 。 但 如 果 计 日 工 单 价 要 计 入 总 报价 时 ， 则 需 具 体 分 析 是 否 报 高 价 ， 
以 免 抬 高 总 报价 。 总 之 ， 要 分 析 业 主 在 开工 后 可 能 使 用 的 计 日 工 数量 ， 再 来 确定 报价 方针 。 

4. 可 供 选择 的 项 目的 报价 

有 些 工 程 项 目的 分 项 工程 ， 业主 可 能 要 求 按 某 一 方案 报价 ， 而 后 再 提供 几 种 可 供 选 择 
方案 的 比较 报价 。 例 如 ， 某 住房 工程 的 地 面 水 磨 石 砖 ， 工 程 量 表 中 要 求 按 25cm X25cmX 
2cm 的 规格 报价 ; 另外， 还 要 求 投标 人 用 更 小 规格 砖 20cmX20cmX 2cm 和 更 大 规格 砖 
30cmX30cmX3cm 作为 可 供 选 择 项 目 报价 。 投 标 时 ， 除 对 几 种 水 麻石 地 面砖 调查 询 价 外 ， 
还 应 对 当地 习惯 用 砖 情 况 进 行 调查 。 对 于 将 来 有 可 能 被 选择 使 用 的 地 面砖 铺 砌 应 适当 提高 
其 报价 ; 对 于 当地 难以 供 货 的 某 些 规格 地 面砖 ， 可 将 价格 有 意 抬 高 得 更 多 一 些 ， 以 阻 找 业 
主 选用 。 但 是 ， 所 谓 “ 可 供 选择 项 目 ” 并 非 由 承包 商 任意 选择 ， 而 是 业主 才 有 权 进 行 选 
择 。 因 此 ， 虽 然 适 当 提高 了 可 供 选 择 项 目的 报价 ， 并 不 意味 着 肯定 可 以 取得 较 好 的 利润 ， 
只 是 提供 了 一 种 可 能 性 ， 一 旦 业主 今后 选用 ， 承 包 商 即 可 得 到 额外 加 价 的 利益 。 

5. 暂 定 工程 量 的 报价 , 

暂 定 工程 量 有 三 种 ， 一 种 是 业主 规定 了 暂 定 起 程 量 的 分 项 内 容 和 和 暂 定 总 价款 ， 并 规定 
所 有 投标 人 都 必须 在 总 报价 中 加 入 这 笔 固定 金额 ， 但 由 于 分 项 工程 量 不 很 准确 ， 允 许 将 来 
按 投标 人 所 报 单价 和 实际 完成 的 工程 量 付款 。' 另 一 种 是 业主 列 出 了 暂 定 工程 量 的 项 目的 数 
量 ， 但 并 没有 限制 这 些 工程 量 的 估价 总 价款 ， 要 求 投标 人 既 列 出 单价 ， 也 应 按 暂 定 项 目的 
数量 计算 总 价 ， 当 将 来 结算 付款 时 可 按 实 际 完成 的 工程 量 和 所 报 单价 支付 。 第 三 种 是 只 有 
暂 定 工程 的 一 笔 固定 总 金额 将 来 这 笔 金额 做 什么 用 “由 业主 确定 。 第 一 种 情况 ， 由 于 和 暂 
定 总 价款 是 固定 的 ， 对 各 投标 人 的 总 报价 水 平 竞争 力 没 有 任何 影响 ， 因 此 投标 时 应 当 对 和 暂 
定 工程 量 的 单价 适当 提高 。 这 样 做 ， 既 不 会 因 今后 工程 量变 更 而 吃亏 ， 也 不 会 削弱 投标 报 
价 的 竞争 力 。 第 亡 种 情况 ， 投 标 人 必须 慎重 考虑 。 如 果 单价 定 得 高 了 ， 同 其 他 工程 量 计价 
一 样 ， 将 会 增 太 总 报价 ， 影 响 投 标 报价 的 竞争 力 ; 如 果 单价 定 得 低 了 ， 将 来 这 类 工程 量 增 
大 ， 将 会 影响 收益 。 一 般 来 说 ， 这 类 工程 量 可 以 采用 正常 价格 。 如 果 承 包 商 估计 今后 实际 
工程 量 肯定 会 增 大 ， 则 可 适当 提高 单价 ， 使 将 来 可 增加 额外 收益 。 第 三 种 情况 对 投标 竞争 
没有 实际 意义 ， 按 招标 文件 要 求 将 规定 的 暂 定 款 列 人 总 报价 即 可 。 

6. 增加 建议 方案 

有 时 招标 文件 中 规定 ， 可 以 提 一 个 建议 方案 ， 即 可 以 修改 原 设 计 方案 ， 提 出 投标 者 的 
方案 。 投 标 者 这 时 应 抓 住 机 会 ,组织 一 批 有 经 验 的 设计 和 施工 工程 师 ， 对 原 招标 文件 的 设 
计 和 施工 方案 仔细 研究 ， 提 出 更 为 合理 的 方案 以 吸引 业主 ， 促 进 自己 的 方案 中 标 。 这 种 新 
建议 方案 可 以 降低 总 造价 或 缩短 工期 或 使 工程 运用 更 为 合理 。 但 要 注意 对 原 招标 方案 一 
定 也 要 报价 。 建 议 方案 不 要 写 得 太 具 体 ， 要 保留 方案 的 技术 关键 ,防止 业主 将 此 方案 交 给 
其 他 承包 商 。 同 时 要 强调 的 是 ， 建 议 方案 一 定 要 比较 成 熟 ， 有 很 好 的 可 操作 性 。 
7. 分 包 商 报价 的 采用 
由 于 现代 工程 的 综合 性 和 复杂 性 ， 总 承包 商 不 可 能 将 全 部 工程 内 容 完全 独家 包揽 ， 特 
别 是 有 些 专业 性 较 强 的 工程 内 容 ， 需 分 包 给 其 他 专业 工程 公司 施工 ， 还 有 些 招标 项 目 ， 
业主 规定 某 些 工程 内 容 必须 由 其 指定 的 几 家 分 包 商 承担 。 因 此 ， 总 承包 商 通常 应 在 投标 前 
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先 取 得 分 包 商 的 报价 ， 并 增加 总 承包 商 扒 入 的 一 定 的 管理 费 ， 而 后 作为 自己 投标 总 价 的 一 
个 组 成 部 分 一 并 列 入 报价 单 中 。 应 当 注 意 ,分 包 商 在 投标 前 可 能 同意 接受 总 承包 商 压低 其 
报价 的 要 求 ， 但 等 到 总 承包 商 得 标 后 ， 他 们 常 以 种 种 理由 要 求 提高 分 包 价格 ， 这 将 使 总 承 
包 商 处 于 十 分 被 动 的 地 位 。 解 决 的 办 法 是 ， 总 承包 商 在 投标 前 找 2 一 3 家 分 包 商 分 别 报价 ， 
而 后 选择 其 中 一 家 信誉 较 好 、 实 力 较 强 和 报价 合理 的 分 包 商 签订 协议 ， 同 意 该 分 包 商 作为 
本 分 包工 程 的 唯一 合作 者 ， 并 将 分 包 商 的 姓名 列 到 投标 文件 中 ,但 要 求 该 分 包 商 相应 地 提 
交 投 标 保函 。 如 果 该 分 包 商 认为 这 家 总 承包 商 确 实 有 可 能 得 标 ， 其 也 许愿 意 接受 这 一 条 
件 。 这 种 把 分 包 商 的 利益 同 投标 人 捆 在 一 起 的 做 法 ， 不 但 可 以 防止 分 包 商事 后 反悔 和 涨 
价 ， 还 可 能 迫使 分 包 时 报 出 较 合理 的 价格 ， 以 便 共 同 争 取得 标 。 

8. 无 利润 算 标 

缺乏 竞争 优势 的 承包 商 ， 在 不 得 已 的 情况 下 ， 只 好 在 投标 报价 申根 本 不 考虑 利润 。 这 
种 办 法 一 般 是 处 于 以 下 条 件 时 采用 。 

(1) 有 可 能 在 得 标 后 ， 将 大 部 分 工程 分 包 给 索 价 久 称 的 -此 分 包 商 . 

(2) 对 于 分 期 建设 的 项 目 ， 先 以 低 价 获得 首 期 工程 ， 而 后 赢得 机 会 创造 第 二 期 工程 中 
的 竞争 优势 ， 并 在 以 后 的 实施 中 赚 得 利润 。、-“ 

(3) 较 长 时 期 内 ， 承 包 商 没 有 在 建 的 工程 项 目 ， 如 果 再 不 得 标 ， 就 难以 维持 生存 。 因 

， 虽 然 本 工程 无 利 可 图 ， 只 要 能 有 全 年 的 管理 费 维持 公 的 轩 痢 二 千 就 可 设法 渡 过 和 暂 
a 以 和 的 发 展 ， 
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5.4.1 中 标 人 的 确定 


1. 中 标 候选 人 的 确定 

除 招标 文件 中 特别 规定 了 授权 评 标 委员 会 直接 确定 中 标 人 外 ， 招 标 人 应 依据 评 标 委员 
会 推荐 的 中 标 候选 人 确定 中 标 人 ， 评 标 委员 会 提交 中 标 候选 人 的 人 数 应 符合 招标 文件 的 要 
求 ， 应 当 不 超过 3 人 ， 并 标明 排列 顺序 。 中 标 人 的 投标 应 符合 下 列 条 件 之 一 。 

(1) 能 够 最 大 限度 地 满足 招标 文件 中 规定 的 各 项 综合 评价 标准 。 

(2) 能 够 满足 招标 文件 的 实质 性 要 求 ， 并 经 评审 的 投标 价格 最 低 ， 但 是 投标 价格 低 于 
成 本 的 除外 。 

对 使 用 国有 资金 投资 或 者 国家 融资 的 项 目 ， 招 标 人 应 当 确定 排名 第 一 的 中 标 候 选 人 为 
中 标 人 。 排 名 第 一 的 中 标 候选 人 放弃 中 标 ， 因 不 可 抗力 提出 不 能 履行 合同 ， 或 者 招标 文件 
规定 应 当 提交 履约 保证 金 而 在 规定 的 期 限 内 未 能 提交 的 ， 招 标 人 可 以 确定 排名 第 二 的 中 标 
候选 人 为 中 标 人 。 排 名 第 二 的 中 标 候选 人 因 上 述 同 样 原因 不 能 签订 合同 的 ， 招 标 人 可 以 确 
定 排名 第 三 的 中 标 候选 人 为 中 标 人 。 

招标 人 可 以 授权 评 标 委员 会 直接 确定 中 标 人 。 

招标 人 不 得 向 中 标 人 提出 压低 报价 、 增 加 工作 量 、 缩 短工 期 或 其 他 违背 中 标 人 意愿 的 
要 求 ， 即 不 得 以 此 作为 发 出 中 标 通知 书 和 签订 合同 的 条 件 。 
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2. 评 标 报告 的 内 容 

评 标 委员 会 完成 评 标 后 ， 应 当 向 招标 人 提交 书面 评 标 报告 ， 并 抄 送 有 关 行 政 监 
门 。 评 标 报告 应 当 如 实 记载 以 下 内 容 。 

(1) 基本 情况 和 数据 表 。 

(2) 评 标 委员 会 成 员 名 单 。 

(3) 开标 记录 。 

(4) 符合 要 求 的 投标 一 览 

(5) 废 标 情况 说 明 。 

(6) 评 标 标准 、 评 标 方法 或 者 评 标 因素 一 览 表 。 

(7) 经 评审 的 价格 或 者 评分 比较 一 览 表 。 

(8) 经 评审 的 投标 人 排序 。 r“K 信 
(9) 推荐 的 中 标 候选 人 名 单 与 签订 合同 前 要 处 理 的 事宜、 

(10) 澄清 、 说 明 、 补 正事 项 纪要 。 

评 标 报告 由 评 标 委员 会 全 体 成 员 签字 。 对 评 标 结 条 汉 不 同意 见 的 评 标 委员 会 会 成 员 应 当 
以 书面 方式 阐述 其 不 同意 见 和 理由 ， 评 标 报告 应 当 注 明 该 不 同意 见 。 评 标 委员 会 成 员 拒绝 
在 评 标 报告 上 签字 且 不 陈述 其 不 同意 见 和 理由 的 视 为 同意 评 标 结论 。 评 标 委员 会 应 当 对 
此 做 出 书面 说 明 并 记录 在 案 。 AN 

3. 公示 及 发 出 中 标 通知 | AN》 < 

) 公示 中 标 候选 人 ‘a 

ed 公平 公正 的 市 场 环境 ， 而 和 措 抽 标 当事人 积 撕 参 与 上 人 按照 《中 
华人 民 共 《和 国 招标 投标 法 实施 条 例 》 的 规定 ” 依法 必须 进行 招标 的 项 目 ， 招 标 人 应 当 自 收 
到 评 标 报告 之 日 起 31 目 内 公示 中 标 候选 人 ; 公示 期 不 得 少 于 3 日 。 投 标 人 或 者 其 他 利害 关 
系 人 对 依法 必须 进行 招标 的 项 目的 评 标 结果 有 异议 的 应 当 在 中 标 候选 人 公示 期 间 提出 。 
招标 人 应 当 自 收 到 异议 之 日 起 3 日 内 作出 答复 ;作出 答复 前 ， 应当 和 暂停 招标 投标 活动 。 

对 中 标 候选 人 的 公示 需 明 确 以 下 几 个 方面 。 

(1) 公示 范围 。 公 示 的 项 目 范围 是 依法 必须 进行 招标 的 项 目 ， 其 他 招标 项 目 是 否 公 
示 ， 中 标 候 选 人 由 招标 人 自主 决定 。 公 示 的 对 象 是 全 部 中 标 候 选 人 。 

(2) 公示 媒体 。 招 标 人 在 确定 中 标 人 之 前 . 应 当 将 中 标 候选 人 在 交易 场所 和 指定 媒体 
公示 

(3) 公示 时 间 ( 公 示 期 )。 公 示 由 招标 人 统一 委托 当地 招 投标 中 心 在 开标 当天 发 布 。 公 
示 期 从 公示 的 第 二 天 开始 算 起 ， 在 公示 期 满 后 招标 人 才 可 以 签发 中 标 通知 书 。 

(4) 公示 内 容 。 对 中 标 候 选 人 全 部 名 单 及 排名 进行 公示 ， 而 不 是 只 公示 排名 第 一 的 中 
ts Se 条 件 的 项 目 ， 在 投标 报名 或 开标 时 提供 的 作为 资格 条 件 或 

绩 信誉 情况 ， 应 一 并 进行 公示 ,但 不 含 投标 人 的 各 评分 要 素 的 得 分 情况 。 

ee 公示 期 间 ， ee i 
查 后 发 现在 招 投标 过 程 中 确 有 违反 相关 法 律 法 规 且 影响 评 标 结果 公正 性 的 ， 招 标 人 应 当 重 
ee 
标 投标 法 实施 条 例 》 第 六 十 条 的 规定 向 行政 监督 部 门 提 出 投诉 。 对 故意 虚构 事实 ， 扰 乱 招 
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投标 市 场 秩序 的 ， 则 按照 有 关 规 定 进行 处 理 。 
2) 发 出 中 标 通 知 书 
中 标 人 确定 后 ,招标 人 应 当 向 中 标 人 发 出 中 标 通 知 书 ， 并 同时 将 中 标 结果 通知 所 有 未 
中 标的 投标 人 。 中 标 通 知 书 对 招标 人 和 中 标 人 具有 法 律 效力 。 中 标 通 知 书 发 出 后 ， 招 标 人 
改变 中 标 结果 ,或 者 中 标 人 放弃 中 标 项 目的 ， 应当 依 法 承担 法 律 责任 。 依 据 《 招 标 投标 
法 》 的 规定 ， 依 法 必须 进行 招标 的 项 目 ， 招 标 人 应 当 自 确定 中 标 人 之 日 起 15 日 内 ， 向 有 
关 行 政 监督 部 门 提交 招标 投标 情况 的 书面 报告 。 书 面 报告 中 至 少 应 包括 下 列 内 容 。 
(1) 招标 范围 。 
(2) 招标 方式 和 发 布 招标 公告 的 媒介 。 






































(3) 招标 文件 中 投标 人 须知 、 技 术 条 款 、 评 标 标准 和 方法 、 合 同 主要 条 款 等 内 容 。 
(4) 评 标 委员 会 的 组 成 和 评 标 报告 。 2 
(5) 中 标 结果 。 AAK NX 


5.4.2 ”合同 价款 的 确定 


1. 合同 签订 的 时 间 及 规定 SAN 

招标 人 和 中 标 人 应 当 自 中 标 通 知 书 发 届 沁 目 起 30 天 内 ,根据 招标 文件 和 中 标 人 的 投 
标 文件 订立 书面 合同 。 中 标 人 无 正 当 理由 拒签 合同 的 ， 招标 人 取消 其 中 标 资 格 ， 其 投标 保 
证 金 不 子 退 还 ， 给 招标 人 造成 的 损失 超过 投标 保证 金 数额 的 ， 中 标 人 还 应 当 对 超过 部 分 也 
以 赔偿 。 发 出 中 标 通知 书后 .招标 火 无 正当 理由 拒签 合同 的 ， 招 标 人 向 中 标 人 退还 投标 保 
证 金 ， 给 中 标 人 造成 损失 的 ,还 应 当 赔偿 损失 。 招 标 大 与 中 标 人 签订 合同 后 5 个 工作 日 
内 ， i TE 

2. 合同 价款 的 类 村 

建设 工程 衣 包 合同 的 计价 方式 按照 国际 通行 做法 ， 一 般 分 为 总 价 合同 、 单 价 合同 。 

总 价 合同 是 指 合 同 当事人 约定 以 施工 图 、 已 标价 工程 量 清单 或 预算 书 及 有 关 条 件 进行 
合同 价格 计算 、 调 整 和 确认 的 建设 工程 施工 合同 ， 在 约定 的 范围 内 合同 价格 不 作 调整 。 通 
常 采用 这 种 合同 时 ， 必 须 明确 工程 承包 合同 标的 物 的 详细 内 容 及 各 种 技术 经 济 指标 ， 承 包 
商 在 投标 报价 时 要 仔细 分 析 风 险 因素 ,需要 在 报价 中 考虑 风险 费用 ， 发 包 人 也 要 考虑 到 使 
承包 方 承 担 的 风险 是 可 以 承受 的 ， 以 获得 合格 又 有 竞争 力 的 投标 人 。 
单价 合同 是 指 合同 当事人 约定 以 工程 量 清单 及 其 综合 单价 进行 合同 价格 计算 、 调 整 和 
确认 的 建设 工程 施工 合同 ， 在 约定 的 范围 内 合同 单价 不 作 调 整 。 
根据 《建筑 工程 施工 发 包 与 承包 计价 管理 办 法 》 规 定 ， 合 同 价 可 以 采用 以 下 方式 。 
(1) 固定 价 。 合 同 总 价 或 者 单价 在 合同 约定 的 风险 范围 内 不 可 调整 。 即 在 合同 实施 期 
间 不 因 资 源 价格 等 因素 的 变化 而 调整 价格 。 具 体 包括 两 种 类 型 即 固定 总 价 合 同和 固定 单价 
合同 。 

固定 总 价 合同 的 价格 计算 是 以 设计 图 纸 、 工 程 量 及 规范 为 依据 ， 承 发 包 双方 就 承包 工 
程 写 上 一 个 固定 总 价 。 采 用 这 种 合同 ， 总 价 只 有 在 设计 和 工程 范围 发 生变 更 的 情况 下 才能 
随 之 作 相应 的 变更 。 
固定 单价 合同 又 可 以 分 为 估算 工程 量 单价 和 纯 单价 两 种 形式 。 
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@ 估算 工程 量 单价 合同 。 它 是 以 工程 量 清单 和 工程 单价 表 为 依据 来 计算 合同 价格 ， 
也 被 称 作 计量 估计 合同 。 估 算 工程 量 单价 合同 通常 是 由 发 包 方 提出 工程 量 清单 ， 列 出 分 部 
分 项 工程 量 ， 由 承包 方 以 此 为 基础 填报 相应 单价 ， 累 计 计 算 后 得 出 合同 价格 。 但 最 后 工程 
结算 价 应 按照 实际 完成 的 工程 量 来 计算 。 

@ 纯 单 价 合 同 。 发 包 人 只 向 承包 方 给 出 发 包工 程 的 有 关 分 部 分 项 工程 及 工程 范围 
不 对 工程 量 做 任何 规定 。 这 种 方式 主要 适用 于 没有 施工 图 ， 工 程 量 不 明 ， 却 继续 开工 的 紧 
人 迫 工 程 。 

(2) 可 调价 。 合 同 总 价 或 者 单价 在 合同 实施 期 内 ， 根 据 合同 约定 的 办 法 调整 。 这 种 合 
同形 式 又 可 以 分 为 可 调 总 价 和 可 调 单价 两 种 形式 。 

nn Bee nad fp er te a ite ti Yay 
招标 文件 的 要 求 和 当时 的 物价 计算 合同 总 价 。 合 同 总 价 是 一 个 相对 固定 的 合同 价格 ， 

在 合同 条 款 中 增加 相应 的 调价 条 款 ， 当 出 现 了 约定 调价 的 情 坝 人 aa 
调价 条 款 做 相应 的 调整 。 

@ 可 调 单价 合同 的 单价 可 调 ， 一季. 在 合同 中 签订 的 单价 ， 
根据 合同 约定 的 条 款 可 作 调 值 。 

(3) 成 本 加 酬金 。 趾 将 工程 项 目的 实际 投资 好 轨 丰 为 直接 成 本 费 和 和 承包 商 完 成 工作 后 
应 得 酬金 两 部 分 。 工 程 实施 过 程 中 发 生 的 直接 成 本 费 由 发 包 人 实 : 报 实 销 ， 再 按照 合同 约定 
的 方式 另外 支付 给 承包 商 相应 的 报酬 。 这 种 计价 方式 主要 适用 于 工程 内 容 及 技术 经 济 指标 
尚未 全 面 确定 ， 投 标 报价 依据 尚 不 充分 情况 下 ， 发 包 人 大 凡 工 期 要 求 紧迫 ， 必 须发 包 的 工 
程 ， 或 者 发 包 方 与 承包 商 之 间 有 高 度 信任 ， 承 包 方 在 某 些 方面 具有 独特 的 技术 、 特 长 或 
经 验 。 x RX 
按照 酬金 的 计算 方式 不 同 ， 这 种 合同 形式 又 可 以 分 为 成 本 加 固定 百分比 酬金 、 成 本 加 
固定 酬金 、 成 本 加 奖 延 和 最 高 限额 成 本 加 固定 最 大 酬金 4 类 。 

3, 合同 价款 类 型 的 选择 


实行 招标 的 工程 合同 价款 应 由 发 承包 双方 依据 招标 文件 和 中 标 人 的 投标 文件 在 书面 合 
同 中 约定 。 合 同 约定 不 得 违背 招 投标 文件 中 关于 工期 、 造 价 、 质 量 等 方面 的 实质 性 内 容 。 
招标 文件 与 中 标 人 投标 文件 不 一 致 的 地 方 ， 以 投标 文件 为 准 。 

不 实行 招标 的 工程 合同 价款 ， 在 发 承包 双方 认可 的 合同 价款 基础 上 ， 由 发 承包 双方 在 
合同 中 约定 。 

实行 工程 量 清单 计价 的 工程 ， 应 采用 单价 合同 。 建 设 规模 较 小 ， 技 术 难度 较 低 ， 工 其 
较 短 ， 且 施工 图 设计 已 审查 批准 的 建设 工程 可 以 采用 总 价 合同 ， 紧 急 抢险 、 救 灾 以 及 施工 
技术 特别 复杂 的 建设 工程 可 以 采用 成 本 加 酬金 合同 。 


5.4.3 签约 合同 价 与 中 标价 的 关系 


签约 合同 价 是 指 合同 双方 签订 合同 时 在 协议 书 中 列 明 的 合同 价格 ， 对 于 以 单价 合同 形 
式 招标 的 项 目 ， 工 程 量 清单 中 各 种 价格 的 总 计 即 为 合同 价 。 合 同 价 就 是 中 标价 ， 因 为 中 标 
价 是 指 评 标 时 经 过 算术 修正 的 、 并 在 中 标 通知 书 中 申明 招标 人 接受 的 投标 价格 。 法 理 上 ， 
经 公示 后 招标 人 向 投标 人 所 发 出 的 中 标 通 知 书 (投标 人 向 招标 人 回复 确认 中 标 通 知 书 已 收 
到 )， 中 标的 中 标价 就 受到 法 律 保护 ， 招 标 人 不 得 以 任何 理由 反悔 。 
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《招标 投标 法 》 第 四 十 六 条 规定 :“ 招 标 人 和 中 标 人 应 当 自 中 标 通知 书 发 出 之 日 起 三 十 
日 内 ， 按 照 招标 文件 和 中 标 人 的 投标 文件 订立 书面 合同 。 招 标 人 和 中 标 人 不 得 再 行 订立 背 
离合 同 实质 性 内 容 的 其 他 协议 。” 








人 信人 让 用 家 全 

【案例 概况 】 

A 市 人 民 医 院 综合 病房 大 楼 建设 工程 设计 为 24 层 ， 建筑 面积 37 704m? ,工程 总 造价 9 791 万 元 ， 属 
人 市 重点 建设 工程 。 该 项 目 采取 公开 招标 的 方式 ， 于 2011 年 11 月 30 日 和 12 月 1 日 在 相关 媒体 上 刊登 
Re 
后 ， 有 5 家 公司 入 围 参加 竞标 。 AK 

2012 年 5 月 6 日 ,由 人 市 建设 工程 招标 投标 监理 处 组 织 开 人 工程 集团 中 标 ， 并 交纳 了 600 
AU 
理 处 签发 的 中 标 通知 书 ，5 月 30 日 举行 了 由 多 位 当地 SN 的 隆重 的 英 基 仪式 。 

ee 入 经 理 。 该 公司 自 2002 年 起 就 在 BB 市 及 A 市 
ee a 了 85% 以 上 。A 市 政府 大 院 、A 市 商城 等 A 市 
标志 性 建筑 都 出 于 这 个 公司 之 手 ， 而 建筑 面 平方 米 的 A 市 商城 ， 更 是 集中 体现 了 该 公司 的 实 
te nin i 的 城市 重点 建设 办 公 室 副 主 任 说 :“ 我 们 了 解 这 一 公司 ， 
如 果 将 A 市 人 民 医院 的 工程 交付 给 他 们 %\ 外 们 是 能 够 建 好， 并 能 入 村 则 优 民工 程 的 .” 

然而 ， 人 市 人 民 医 院 却 退 滔 采 生 阳 公司 签订 这 项 工程 的 建筑 施工 合同 。2012 年 7 月 13 日 ， 人 市 奸 
设 工程 招标 投标 管理 处 还 为 一 份 关于 催 订 建设 施工 合同 的 信函 ， 函 中 根据 《招标 投标 法 》 第 四 十 
五 条 的 规定 ， 要 求 招标 做 和 中 昧 人 应 在 中 标 通 知 着 发 出 之 浊 起 30 日 内 ， 按 照 招标 投标 文件 和 中 标 人 的 投 
标 文件 订立 书面 合同 ，` 菲 送 交 有 关 单 位 备案 。 下 人 

谁 料想 ， 风 。2012 年 9 月 1 日, 昌 公 司 收 到 这 样 一 份 “通知 书 ”， 通 知 书 中 称 ; 由 于 中 标 单位 
所 承诺 的 项 目 经 理 吴 某 至 今 仍然 担任 着 C 市 在 建 工 程 项 目 经 理 ， 未 能 按照 要 求 办 爱 与 市 方面 业主 的 解 
除 手续 。 根 据 建设 施工 企业 项 目 经 理 资质 管理 办 法 与 招标 投标 法 及 相关 规定 ， 经 讨论 决定 取消 BB 建设 工 
程 集团 有 限 公司 中 标 资格 。 落 款 处 盖 着 A 市 人 民 医 院 、A 市 建设 工程 招标 投标 监理 处 和 A 市 重大 工程 项 
目前 期 工作 及 重点 工程 建设 办 公 室 的 大 红 印 章 。B 公司 无 论 如 何 也 没有 想到 ， 经 过 多 日 准备 与 精心 策划 ， 
终于 按 法 律 程序 得 到 的 中 标 通知 ， 竟 被 这 样 一 纸 文件 宣告 作废 了 。 

时 隔 不 久 ， 在 公开 招标 中 未 中 标的 C 建设 集团 有 限 公司 却 拿 到 了 中 标 资格 。A 市 人 民 医 院 和 人 市 招 
标 投标 办 有 关 领 导 表 示 ， 这 是 他 们 经 调查 讨论 后 几 方 面 共 同 做 出 的 决定 。 他 们 认为 ， 如 果 项 目 经 理 吴 某 
不 能 按时 到 位 ， 那 么 公司 就 是 欺骗 行为 ， 所 以 根据 我 国有 关 法 律 ， 取 消 了 B 公司 的 中 标 资格 。 对 此 ，B 
公司 负责 此 项 目的 负责 人 表示 ， 以 上 述 三 方 的 名 义 取消 该 公司 的 中 标 是 行政 干预 ， 体 现 的 是 政府 有 关 部 
门 领导 听取 了 院 方 单方 面 的 意见 和 误导 而 做 出 的 错误 决定 。 在 B 公司 中 标 后 ， 讨 论文 止 B 公司 的 中 标 资 
格 的 会 议 ， 应 有 也 公司 参加 。 而 现在 的 情况 是 ， 这 一 会 议 从 未 通知 过 也 公司 参加 ， 璋 夺 了 也 公司 为 自己 
辩护 的 权利 。B 公司 从 来 就 承诺 项 目 经 理 吴 某 一 定 会 按时 到 位 ， 不 存在 所 谓 其 骗 行为。 

从 废除 己 公 司 的 通知 书 来 看 ， 招 标 人 与 A 市 政府 有 关 部 门 主要 理由 是 该 公司 项 目 经 理 吴 某 不 能 按时 
到 位 。 似 乎 如 果 吴 某 按 时 到 位 了 ， 人 民 医院 方面 就 可 以 与 也 公司 签 合同 了 。 但 媒体 记者 了 解 到 的 情况 与 
这 一 表面 原因 却 有 相当 大 的 差距 。 

从 表面 上 看 ， 吴 某 能 否 按时 到 位 成 为 这 次 取消 中 标 是 否 合法 的 一 个 重要 问题 。 人 市 人 民 医院 与 A 市 
政府 派 人 到 C 市 进行 了 调查 ,调查 表明 B 公司 吴 某 确 实在 该 市 承建 着 一 些 工程 。 但 也 公司 为 此 出 具 了 一 
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份 证 明 ， 称 该 市 的 一 项 工程 已 于 2012 年 5 月 完工 ， 另 几 项 工程 实际 上 是 工程 的 一 二 期 ， 其 中 一 期 已 经 完 
工 ， 二 期 也 基本 完工 。 记 者 采访 人 民 医院 的 有 关 领 导 时 ， 他 们 表示 了 解 到 的 情况 不 是 如 此 ， 吴 某 在 该 市 
的 两 个 工程 最 晚 的 一 项 要 到 2013 年 6 月 才能 完工 。 因 此 ， 吴 某 根本 不 可 能 按期 到 位 。 

对 此 ,BB 公司 负 责 此 项 工程 的 负责 人 表示 ， 吴 茜 在 C 市 承担 的 是 一 项 四 级 工程 ， 不 过 是 一 些小 的 别 
墅 建设 。 最 重要 的 是 ，A 市 人 民 医 院 与 也 公司 一 直 没 有 签订 施工 合同 ， 在 没有 签订 施工 合同 前 ， 人 民 医 
院 对 吴 某 没有 约束 力 。 另 一 方面 ，B 公司 还 与 医院 方面 意向 性 地 提出 了 如 何 处 理 吴 某 不 到 位 或 是 到 位 后 
离开 工程 的 处 罚 决定 。 其 中 双方 都 认可 的 是 如 果 吴 某 届时 不 在 工程 工地 上 ， 每 天 罚 卫 公 司 一 万 元 人 民 币 ; 
而 且 在 中 标 后 ， 总 额 达 200 万 元 人 民 币 的 项 目 经 理 到 位 保证 金 已 存 入 人 民 医 院 的 账户 。 这 名 负责 人 表示 ， 
吴 某 能 否 按时 到 位 也 可 以 在 签订 合同 时 明确 规定 ， 如 “ 吴 某 不 能 按时 到 位 ， 此 合同 无 效 ” 之 类 的 条 款 
然而 ,在 BB 公司 与 人 民 医 院 没有 签订 正式 合同 的 情况 下 , 仅 以 B 公 司 项 目 经 理 “ 有 可 能 不 能 百分之百 的 
到 位 ”为 由 ,就 取消 了 马公 司 的 中 标 合同 ， 是 毫 无 道理 ， 同 时 也 是 违反 法 律 规定 的 。 

记者 在 采访 中 发 现 了 与 电 公 司 的 项 目 经 理 吴 某 相 类 同 的 男 一 个 有 趣 的 现象 ， 那 就 是 电 公 司 被 取消 中 
标 资格 后 ， 紧 接着 另 一 家 中 标 公司 人 司 的 项 目 经 理 潘 各 有 同样 的 问题 。 记 者 了 解 
到 ，C 公司 的 项 目 经 理 潘 某 当 时 担任 着 也 市 某 大 厦 的 项 目 副 经 理 ， 二 一 个 大 厦 的 项 目 工程 
师 的 职务 。 在 C 公司 被 宣布 中 标 后 ， 该 公司 出 具 了 一 份 证 明 \ 证 除了 潘 某 在 那 两 处 工地 的 职务 
可 以 全 身心 投入 A 市 人 民 医 院 的 建筑 工程 。 NS 

你 对 本 案例 有 何 看 法 ? 

【案例 解析 】 

这 是 一 则 招标 人 和 管理 部 门 视 招标 投标 区 案例 。 项 目 招标 确定 中 标 单位 之 后 ， 又 节 外 生 
枝 ， 从 中 对 打桩 和 安装 工程 再 发 包 一 J 具体 情况 先 不 说 ， 对 于 桩 基础 的 二 次 发 包 己 成 事实 ， 
oo 招标 人 中 标 人 签 合同 ,就 取消 中 标 人 的 
中 标 资格 ， 如 此 的 招标 就 没有 什么 实际 意义 了 。 实 际 上 ，A 轴 没有 必要 如 此 费心 思 ， 进 行 二 次 
发 包 ， 它 完全 可 以 将 本 项 目 上 新 由 土建 和 安装 3 个 合 部 个 标 段 发包 或 分 3 次 招标 ， 结 果 比 现 
在 要 好 。 

Time 

1 ee 法 于 法 无 据 

从 案例 看 ， 孔 公司 中 标 A 市 人 民 医院 的 程序 和 内 容 不 违反 法 律 法 规 的 规定 ，B 公司 由 此 取得 的 中 标 
资格 应 受 法 律 保护 。 案 例 中 争议 的 焦点 是 : 中 标 单位 承诺 的 项 目 经 理 不 能 到 位 是 否 能 取消 了 公司 的 中 标 
资格 。 

首先 ， 要 卉 清 “ 取 消 中 标 资格 通知 书 ” 的 法 律 依据 是 什么 ? 在 《工程 建设 项 目 施工 招标 投标 办 法 》 
中 的 第 八 十 一 条 规定 :“ 中 标 通知 书 发 出 后 ， 中 标 人 放弃 中 标 项 目的 ， 无 正当 理由 不 与 招标 人 签订 合同 
的 ， 在 签订 合同 时 向 招标 人 提出 附加 条 件 或 者 更 改 合同 实质 性 内 容 的 ,或 者 拒 不 提交 所 要 求 的 履约 保证 
金 的 ， 招 标 人 可 取消 其 中 标 资格 ， 并 没收 其 投标 保证 金 ， 给 招标 人 造成 的 损失 超过 投标 保证 金 数额 的 
中 标 人 应 当 对 超过 部 分 予以 赔偿 ; 没有 提交 投标 保证 金 的 ， 应 当 对 招标 人 的 损失 承担 赔偿 责任 。” 没有 法 
律 规定 允许 招标 人 或 政府 主管 部 门 可 以 向 中 标 人 发 出 取消 中 标 资格 通知 书 。 

法 律 规定 ， 政 府 行政 监督 管理 部 门 发 现 招标 投标 活动 中 有 违反 法 律 规定 的 行为 ， 可 以 认定 中 标 无 效 
并 进行 处 罚 。 按 案例 所 介绍 的 内 容 ， 中 标 单位 承诺 的 项 目 经 理 不 能 到 位 构 不 成 法 律 所 规定 的 法 定 无 效 中 
标 情形 ， 因 此 ， 不 可 能 “取消 ”B 公司 的 中 标 资格 。 即 便 B 公司 有 违法 行为 ， 构 成 了 法 律 所 规定 的 法 定 
无 效 中 标 情形 ， 也 不 应 由 招标 人 发 通知 ， 而 只 能 由 政府 监督 部 门 发 行政 处 罚 通知 。 

2. 入市 人 民 医 院 应 对 拒绝 与 也 公司 签订 合同 的 行为 承担 法 律 责任 

《招标 投标 法 》 第 四 十 五 条 规定 :“ 中 标 人 确定 后 ， 招 标 人 应 当 向 中 标 人 发 出 中 标 通知 书 ， 并 同时 将 
中 标 结果 通知 所 有 未 中 标的 投标 人 ， 中 标 通知 书 对 招标 人 和 中 标 人 具有 法 律 效力 。 中 标 通知 书 发 出 后 
招标 人 改变 中 标 结果 的 。 或 者 中 标 人 放弃 中 标 项 目的 。 应 当 依法 承担 法 律 责任 ”第 四 十 六 条 规定 :“ 招 
标 人 和 中 标 人 应 当 自 中 标 通知 书 发 出 之 日 起 30 日 内 ， 按 照 招标 文件 和 投标 人 的 投标 文件 订立 书面 合同 。 
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招标 人 和 中 标 人 不 得 再 行 订立 背离 合同 实质 性 内 容 的 其 他 协议 。” 

从 案例 看 ， 人 市 人 民 医 院 通过 发 出 一 纸 “ 取 消 中 标 资格 通知 书 ”， 和 否决 了 自己 先前 做 出 的 “中 标 通知 
书 ” 的 承诺 ; 在 法 定时 间 内 ,没有 与 中 标 人 签订 合同 。《 招 标 投标 法 》 第 五 十 九条 规定 :“ 招 标 人 与 中 标 
人 不 按照 招标 文件 和 中 标 人 的 投标 文件 订立 合同 的 ,或 者 招标 人 、 中 标 人 订立 背离 合同 实质 性 内 容 的 协 
议 的 ,责令 改正 并 可 以 处 中 标 项 目 金额 千 分 之 五 以 上 千 分 之 十 以 下 的 罚款 。” 

《工程 建设 项 目 施 工 招标 投标 办 法 》 第 八 十 一 条 规定 :“ 招 标 人 不 按 规定 期 限 确定 中 标 人 的 ， 或 者 中 
标 通知 书 发 出 后 ， 改 变 中 标 结果 的 ， 无 正当 理由 不 与 中 标 人 签订 合同 的 ， 或 者 在 签订 合同 时 向 中 标 人 提 
出 附加 条 件 或 者 更 改 合同 实质 性 内 容 的 ， 有 关 行 政 监督 部 门 给 予 警 告 ,责令 改正 ,根据 情节 可 处 三 万 元 
以 下 的 罚款 ; 造成 中 标 人 损失 的 ， 并 应 当 赔 偿 损失 。” 

在 本 案例 中 ， 对 于 发 出 中 标 通知 书后 不 签订 合同 ， 责 任 人 应 当 承 担 法 律 责 任 这 一 点 通常 情况 下 是 没 
有 争议 的 ， 但 到 底 是 承担 缔约 过 失 责任 还 是 承担 违约 责任 ， 还 存在 不 同 看 法 。 

A De 
合同 成 立 。 因 此 ， 中 标 通知 书 发 出 时 即 发 生 承 诺 生效 、 合 同 成 立 的 法 订 书 面 合同 时 合同 生效 )。 
招标 人 改变 中 标 结果 、 变 更 中 标 人 ， 实 质 上 是 一 种 单方 撕毁 合同 4 标 人 放弃 中 标 项 目的 ， 则 是 
一 种 不 履行 合同 的 行为 。 两 种 都 属于 违约 行为 ， 所 以 要 承担 《合同 法 》 第 一 百 零 七 条 规定 
0 
偿 损失 等 违约 责任 。” 第 一 百 一 十 二 条 规定 :“ 当 剖 信 一 方 人 履行 合同 义务 或 者 履行 合同 义务 不 符合 约定 ， 
eee eed 尺 但 涉 得 超过 违反 合同 一 方 订立 合同 时 预见 到 或 者 应 

见 到 的 因 违 反 合同 可 能 造成 的 损失 。” 愉 

和 种 观点 认为 : 在 一 般 情况 下 通知 到 达 要 约 人 时 合同 底 立 。 但 由 于 《合同 法 )》 规定 ， 当 事 
人 和 采用 书面 形式 订立 合同 的 ， 当 取 克 当 事 做 签字 或 昔 章 时 合同 人 标 投标 法 》 又 规定 ， 在 招标 人 向 
中 标 人 发 出 中 标 通知 书 之 后 依法 订立 书面 合同 ， ae 标 人 发 出 中 标 通知 书 并 且 中 标 通知 书 
送 达 中 标 人 后 、 Cee 《合同 法 》 第 四 十 二 条 应 当 承 担 缔约 过 
失 责 任 。 

send ranenr en 
给 法 律 话 用 带 来 防 术 大 的 便利 。 缔 约 过 失 责任 和 承担 违约 责任 的 差别 比较 大 ， 前 者 只 是 赔偿 对 方 因此 齐 
受 的 损失 ; 后 者 若 约定 有 违约 金 的 ， 则 要 支付 违约 金 ， 并 可 要 求 一 方 赔偿 另 一 方 合同 在 履行 时 可 以 获得 
的 利益 。 违 约 责任 要 比 缔约 过 失 责 任 重 得 多 。 

从 本 案例 介绍 的 资料 看 ， 中 标 合同 不 能 如 期 签订 的 主要 原因 是 招标 人 节 外 生 枝 ,违反 中 标 人 意志 ， 
强 令 中 标 人 转 包 (分 包 ) 工 程 内 容 。 按 法 律 规定 ， 应 该 承担 责任 的 是 招标 人 而 非 中 标 人 。 
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本 章 主要 介绍 了 建设 工程 招 投标 概念 和 性 质 。 详 细 阐 述 了 建设 项 目 招 标的 范围 、 种 
类 与 方式 ， 建 设 项 目 招标 控 制 价 的 编制 方法 ， 建 设 项 目 施工 投标 程序 及 投标 报价 ， 合 同 
价款 的 确定 。 招 标 控制 价 是 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 (GB 50500 一 2013) 中 的 
术语 ， 其 编制 内 容 为 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 、 规 费 和 税金 。 我 国 投 
标 报价 模式 有 定额 计价 模式 和 工程 量 清单 计价 模式 两 种 。 报 价 策略 有 不 平衡 报价 、 多 方 
案 报价 等 。 建 设 工程 承包 合同 的 计价 方式 按照 国际 通行 做 法 ， 一 般 分 为 总 价 合同 、 单 价 
合同 。 
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、 单 选 题 4 入 
1. 紧急 抢险 、 救灾 以 及 施工 技术 特别 复杂 的 建设 工程 可 以 采用 让 
A. 不 变 总 价 合同 B, 可 调 值 不 变 总 价 合同 
C. 固定 总 价 合同 D. 成 本 项 酬金 合同 
2. 依据 《招标 投标 法 ) 规定 ， 人 标记 有 人 你 ). 
A. 秘密 招标 B. 邀请 招标 ，”1 2、-C. 竞争 性 谈判 D. 协议 招标 


3. 招 投标 监督 机 构 应 会 同和 和 信和 机 相对 投诉 进行 外 再， 当 招 标 控制 价 误差 
5。 ) 时 ， 应 责成 招标 人 修改 。、、 

A. >+2% B. PE% CE: < D. <+3% 

4. 招标 控制 价 的 分 部 分 项 工程 和 应 应 由 各 单位 下 各 的 要 标 工程 和 清单 节 以 ) 汇 总 
而 成 。 ,i 














A. 工料 单价 字 Wp 综合 单 

C. 定额 直接 费 | ~ Deol deel 
5. 我 国 投标 报价 模式 有 定额 计价 模式 和 ( 。“，) 模 式 两 种 。 

A. 综合 计价 B. 单位 计价 

C. 分 项 计价 D. 工程 量 清单 计价 


6. 对 工程 量 清单 中 各 项 目的 单价 ， 按 投标 人 预定 的 策略 作 上 下 浮动 ， 但 不 变动 按 中 
标 要 求 确定 的 总 报价 ， 使 中 标 后 能 获取 较 好 收益 的 报价 技巧 是 (  )。 

A. 多 方案 报价 法 B. 计 日 工 单价 的 报价 

C. 不 平衡 报价 D. 可 供 选 择 的 项 目的 报价 

7. 依法 必须 进行 招标 的 项 目 ， 招 标 人 应 当 自 收 到 评 标 报告 之 日 起 ( ) 内 公示 中 标 





候选 人 
A. 1 日 了 2 日 C. 3 日 D. 5 日 
8. 下 列 情况 标书 有 效 的 是 (  )。 

A. 投标 书 封面 无 投标 单位 或 其 代理 人 印鉴 ”B. 投标 书 未 密封 

C. 投标 书 逾 期 送 达 D. 投标 单位 未 参加 开标 会 议 

9. 于 没有 施工 图 ， 工 程 量 不 明 ， 却 继续 开工 的 紧迫 工程 的 合同 是 ( ”)。 
A. 纯 单 价 合同 B. 可 调 单价 合同 

C. 可 调 总 价 合同 D. 估算 工程 量 单价 合同 
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. 抢险 救灾 紧急 工程 应 采用 (  ”) 方 式 选择 实施 单位 。 




































































招标 控制 价 的 编制 依据 有 (、 ow 


国家 或 省 级 、 行业 信和 人 的 计 从 生生 和 计价 办 法 
ete he x 
拟定 的 招标 文件 及 招标 工程 量 清单 





与 建设 项 目 相关 的 标准 、 规范 、 技术 资料 

投标 文件 ， 六 

建筑 安装 工程 费用 按 工程 造价 形成 顺序 划分 为 ( 。 )。 
分 部 分 项 工程 费 B. 措施 项 目 费 
其 他 项 目 费 D. 规 费 和 税金 
间接 费 


中 标 人 的 投标 应 符合 下 列 条件 。(  ) 


. 投标 书 未 密封 


投标 价格 低 于 成 本 

投标 单位 未 参加 开标 会 

能 够 满足 招标 文件 的 实质 性 要 求 ， 并 经 评审 的 投标 价格 最 低 
能 够 最 大 限度 满足 招标 文件 中 规定 的 各 项 综合 评价 标准 
建设 工程 承包 合同 的 计价 方式 按照 国际 通行 做 法 ， 一 般 分 为 ( 
综合 单价 合同 B. 总 价 合同 
综合 总 价 合 同 D. 单价 合同 

总 承包 合同 
我 国 工程 建设 施工 招标 的 方式 有 ( )s 

公开 招标 B. 单价 招标 





























D. 直接 委托 


公开 招标 B. 邀请 招标 C. 议 标 
、 多 选 是 
《招标 投标 法 》 指 出 ， 下 列 项 目 必须 实行 招标 。(  ) 
. 大 型 基础 设施 、 公 用 事业 等 关系 社会 公共 利益 、 公 众 安全 的 项 目 
全 部 或 者 部 分 使 用 国有 资金 投资 或 者 国家 融资 的 项 目 
. 质量 要 求 高 的 项 目 
使 用 国际 组 织 或 者 外 国政 府 贷款 、 援 助 资金 的 项 目 
法 律 或 国务 院 对 必须 进行 招标 的 其 他 项 目的 范围 有 规定 的 则 依照 其 规定 
按照 工程 建设 项 目的 构成 分 类 ， 建 设 工程 招标 可 分 为 ( 。 )。 
建设 项 目 招标 B. 单项 工程 招标 、 
单位 工程 招标 D 主体 工程 扣 村 
附属 工程 招标 
于 安装 工 和 用 接 工 程 从 形成 序 旭 四、 
.分 部 分 项 工程 费 RAR 措施 项 目 费 
其 他 项 目 烛 -站 DD. 规 费 和 税金 
设备 及 工 器 具 购 置 费 AN 而 


)。 


一生 设 工程 招 投标 阶段 工程 造价 控 由 NSNNNSNS 
C. 总 价 招标 D. 成 本 加 酬金 招标 
E. 邀请 招标 
9， 按 照 酬金 的 计算 方式 不 同 ， 成 本 加 酬金 合同 形式 又 可 以 分 为 ( 。 )。 
A. 成 本 加 固定 百分比 酬金 B. 成 本 加 固定 酬金 
C. 成 本 加 奖惩 D， 最 高 限额 成 本 加 固定 最 大 酬金 
E. 成 本 加 最 低 酬 金 


10. 根据 《建筑 工程 施工 发 包 与 承包 计价 管理 办 法 》 规 定 ， 合 同 价 可 以 采用 以 下 方 
起 。({ ) 


A. 固定 价 B. 可 调价 C. 成 本 加 酬金 
D. 成 本 价 E. 商品 价 
三 、 简 答题 _ 开 入 


1. 我 国 规定 的 必须 招 投标 的 项 目 范围 包括 哪些 ? 人 
2. 工程 合同 价 有 哪儿 种 形式 ? 各 有 何 特点 和 其 全 有 站 闻 有 休 不同? 
3， 建设 工程 招标 的 种 类 有 哪些 ? LA 

4. 招标 控制 价 的 作用 有 哪些 ? \ ~ 

5. 建设 工程 施工 投标 的 程序 是 怎样 的 ?1 : 


四 、 案 例题 \ 


某 市 近郊 欲 新 建 一 条 “ . 拓 市 到 全 二， 总 长 18km* 首 宽 30m， 业 主 委托 某 招标 代理 
机 构 代理 施工 招标 。 在 发 布 的 招标 公告 中 规定 : 四 投标 人 必须 为 国家 一 级 总 承包 企业 ， 且 
近 三 年 至 少 获得 两 项 优质 工程 奖 ，@ 若 采用 联合 体形 式 投标 ， 必 须 在 投标 文件 中 明确 并 提 
交 联 合体 投标 协议 ， 注 明 联合 体 各 自 份额， 确定 主 要 负责 企业 。 在 招标 文件 中 规定 采用 固 
定 总 价 合同 ， 要 求 警 订 谷 同 后 60 天 以 内 开工 二 开工 后 22 个 月 竣工 ; 工程 材料 到 达 现场 并 
经 化 验 合格 后 可 支付 该 项 材料 款 的 60%， 每 月 按 工 程 进度 付款 ， 赁 现场 工程 师 审定 的 付 
款 单 在 60 天 以 内 支付 。 

某 承 包 商 欲 参 与 上 述 项 目 投标 。 总 成 本 约 为 2 300 万 元 ， 其 中 材料 费 约 为 60%。 

预计 该 工程 在 施工 过 程 中 建筑 材料 涨 价 10% 的 概率 为 0.3， 涨 价 5% 的 概率 为 0.5， 
不 涨 价 的 概率 为 0. 2。 

问题 : 

1. 该 工程 的 招标 活动 有 无 不 妥 之 处 ”为 什么 ? 

2. 按 预计 发 生 的 成 本 计算 ,车 希 望 中 标 后 实现 5% 的 利润 ， 不 含 税 报价 应 为 多 少 ? 

3. 车 承包 商 以 2 400 万 元 中 标 ， 合 同 工 期 22 个 月 ， 试 计算 因 物 价 变化 对 利润 的 影响 。 


综合 实 训 








一 、 实 训 内 容 
为 提高 学 生 实践 能 力 ， 针 对 实 训 现场 的 建设 项 目 ， 运 用 施工 招 投标 的 理论 知识 编写 施 
工 招 投标 文件 ， 确 定 招标 控制 价 ， 并 进行 开标 评 标 中 标 ， 最 终 签 订 施 工 合同 。 
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二 、 实 训 要 求 

本 实 训 要 求 完成 以 下 内 容 。 

1. 编制 招标 书 ， 并 编制 招标 控制 价 ， 进 行 模拟 招标 。 

2. 根据 要 求 编制 投标 书 ， 进 行 评 标 ， 确 定 中 标 单位 。 

3. 根据 建设 项 目 要求 ， 选 择 合适 的 合同 形式 ， 签 订 合 同 ， 注 意 对 合同 价 的 控制 。 

教师 可 以 将 本 部 分 实 训 教学 内 容 分 散 安排 在 各 节 教 学 过 程 中 ， 也 可 以 在 本 章 结束 后 统 
一 安排 。 教 师 要 指导 学 生 按照 教学 内 容 编 写 ， 尽 量 做 到 规范 化 、 标 准 化 。 
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建设 工程 施工 阶段 工程 造价 控制 


了 解 施工 阶段 特点 ， 掌 猛 工 程 变更 及 合同 价款 调整 、 工 程 索赔 及 建设 工程 价 
款 结算 ， 熟悉 资金 使 用 计划 的 编制 与 应 用 。 








了 各 开工 和 址 从 本 ek es 
工程 变更 及 合同 价款 调整 

掌握 工程 变更 及 合同 价款 调整 | (FIDIC 合同 条 件 》 下 的 工程 变更 的 内 容 4 

掌握 工程 索赔 工程 索赔 的 分 类 及 内 容 25% 

掌握 建设 工程 价款 结算 建设 工程 价款 结算 的 方式 和 方法 20% 

Pb 投资 偏差 和 进度 偏差 的 概念 和 公式 10% 
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屠 喇 

菜市 商业 楼 工程 项 目 业 主 甲 与 菜 施工 单位 乙 签订 了 工程 施工 合同 ， 明 确 了 合同 主体 的 
权利 和 义务 。 在 施工 阶段 ， 乙 施工 单位 应 如 何 确定 造价 控制 目标 和 如 何 编制 资金 使 用 计划 
和 造价 控制 措施 呢 ? 在 施工 承包 合同 中 双方 协商 制定 ， 如 果 混 凝 土工 程 量 估算 为 2 000 立 
方 米 ， 单 价 为 每 立方 米 400 元 ; 土方 工程 量 估算 为 25 000 立方 米 ， 单 价 为 每 立方 米 30 元 ; 
当 混凝土 或 土方 任何 一 项 超过 该 项 原 估 算 工 程 量 15 听 时 ， 则 超出 部 分 的 结算 单价 可 进行 调 
整 ， 调 整 系数 为 0.9。 在 工程 进行 一 段 时 间 后 ， 业 主 提出 增加 一 项 工作 N， 其 土方 量 为 
4 000 立方 米 ， 混 凝 土 量 为 400 立方 米 ， 施 工 单 位 应 得 到 这 笔 签 证 费用 是 多 少 ? 该 工程 施 
工 到 第 4 个 月 时 ， 监 理工 程 师 发 现 工程 质量 有 缺陷 ， 经 查实 是 混凝土 养护 不 到 位 导致 ， 此 
时 ， 工 期 和 费用 应 该 如 何 考虑 计算 ? 


6.1 a 


革 工 具 红 工程 从 人 和 对 于 划 工 各 和 人 信和 设计 阶段 的 投资 概算 以 
及 招 投标 阶段 的 施工 图 预算 ， 工 程 结算 金额 则 更 为 具体 。 由 于 工程 项 目 管理 是 在 不 成 熟 的 
市 站 行 的 ， 内 此 建设 工 各 工人 自贡 旺 但 为 和 


6.1.1 建设 工程 施工 阶段 工作 特点 、 


建设 工程 施工 过 程 中 ， 本 设 计 交工 入 计 者 利加 和 人 和 的 这， 
因此 建设 工程 施工 阶段 的 特点 如 下 。 

(1) 施工 阶段 工作 量 最 大 。 在 建设 项 目 周期 内 ”施工 期 的 工作 量 最 大 ， 监 理 内 容 最 
多 ,工作 量 最 繁重 s 在 工程 建设 期 间 ， 70 中 二 80 铬 的 工作 量 均 是 在 此 期 间 完 

(2) 施工 阶段 投入 最 多 。 从 资金 投放 量 上 上 来 说 ， 是 资金 投放 量 最 大 的 阶段 。 该 阶段 中 
所 需 的 各 种 材料 、 机 具 、 设 备 、 人 员 全 部 要 进入 现场 ， 投 入 工程 建设 的 实质 性 工作 中 去 形 
成 工程 产品 。 

(3) 施工 阶段 持续 时 间 长 、 动 态 性 强 。 施 工 阶段 合同 数量 多 ， 存 在 频繁 和 大 量 的 支付 
关系 。 由 于 对 合同 条 款 理解 上 的 差异 ， 以 及 合同 中 不 可 避免 地 存在 着 含糊 不 清和 矛盾 的 
容 ， 再 加 上 外 部 环境 变化 引起 的 分 歧 等 ， 合 同 纠纷 会 经 常 出 现 ， 各 种 索赔 事件 不 断 发 生 
矛盾 增多 ， 使 得 该 阶段 表现 为 时 间 长 、 动 态 性 较 强 。 

(4) 施工 阶段 是 形成 工程 建设 项 目 实体 的 阶段 ， 需 要 严格 地 进行 系统 过 程控 制 。 
是 由 小 到 大 将 工程 实体 “做 出 来 ”的 过 程 。 施 工 之 前 各 阶段 工作 做 得 如 何 ， Te 
部 要 接受 检验 ， 各 项 工作 中 存在 的 问题 会 大 量 地 暴露 出 来 。 因 为 在 形成 工程 实体 过 程 
中 ,前 道 工 序 工 程 质量 对 后 道 工序 工程 质量 有 直接 影响 ， 所 以 需要 进行 严格 地 系统 过 程 
控制 。 

(5) 施工 阶段 涉及 的 单位 数量 多 。 在 施工 阶段 ， 不 但 有 项 目 业主 、 施 工 单 位 、 材 料 供 
应 单位 、 设 备 厂 家 、 设 计 单位 等 直接 参加 建设 的 单位 ， 而 且 涉及 政府 工程 质量 监督 管理 部 
门 、 工 程 毗 邻 单位 等 工程 建设 项 目 组 织 外 的 有 关 单 位 。 因 此 在 施工 过 程 中 ， 要 做 好 与 各 方 
的 组 织 协调 关系 。 

(6) 施工 阶段 工程 信息 内 容 广泛 、 时 间 性 强 、 数 量 大 。 在 施工 阶段 ， 工 程 状 态 时 刻 在 








也 
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变化 ， 各 种 工程 信息 和 外 部 环境 信息 的 数量 大 、 类 型 多 、 周 期 短 、 内 容 杂 。 因 此 ， 在 施工 
过 程 中 是 伴随 着 控制 而 进行 的 计划 调整 和 完善 ， 尽 量 以 执行 计划 为 主 ， 不 要 更 改 计划 ， 造 
成 索赔 。 

(7) 施工 阶段 存在 着 众多 影响 目标 实现 的 因素 。 在 施工 阶段 往往 会 遇 到 众多 因素 的 干 
扰 ， 影 响 目标 的 实现 ， 其 中 以 人 员 、 材 料 、 设 备 、 机 械 与 机 具 、 设 计 方 案 、 工 作 方法 和 工 
作 环 境 等 方面 的 因素 较为 突出 。 面 对 众多 因素 干扰 ， 要 做 好 风险 管理 ， 减 少 风险 的 发 生 。 


6.1.2 施工 阶段 工程 造价 控制 的 任务 


施工 阶段 是 实行 建设 工程 价值 的 主要 阶段 ， 也 是 资金 投入 最 大 的 阶段 。 在 实践 中 往往 
把 施工 阶段 作为 工程 造价 控制 的 重要 阶段 。 在 施工 阶段 工程 造价 控制 的 主要 任务 是 通过 工 
程 付款 控制 、 工 程 变更 费用 控制 、 预 防 并 处 理 好 费用 索赔 、 挖 气节 约 工程 造价 潜力 来 实现 
实际 发 生 费用 不 超过 计划 投资 。 施 工 阶 段 工程 造价 控制 的 工作 内 容 包括 组 织 、 技 术 、 经 
济 、 合 同等 几 个 方面 。 \ ©. 

1. 在 组 织 工作 方面 

CD 在 大 目下 天 工程 价 打工 的 人 员 分 开 任务 分 工 
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和 职能 分 工 等 。 
2 久 本 队 和 工 和 从 的 工作 计划 和 放 的 工作 流 本 . 
2. 在 技术 工作 方面 ,WX x 


(1) 对 设计 变更 进行 技术 系统 比较 ， 严格 控制 设 变更。 

(2) 继续 寻找 通过 i 设计 挖掘 节约 造价 的 可 能 性 。 

(3) 审核 承包 人 编制 的 施工 组 织 设计 ， -对 主要 施工 方 案 进 行 技 术 经 济 分 析 。 

3. 在 经 济 并 作 广 押 

(1) 编制 资 谷 使 有 计划， 确定、 分解 工 程 造 价 控制 目标 。 

(2) 对 工程 项 目 造价 控制 目标 进行 风险 分 析 ， 并 确定 防范 性 对 策 。 

(3) 进行 工程 计量 。 

(4) 复核 工程 付款 账单 ， 签 发 付款 证 书 。 

(5) 在 施工 过 程 中 进行 工程 造价 跟踪 控制 ， 定 期 进行 造价 实际 支出 值 与 计划 目标 与 计 
划 目 标的 比较 。 发 现 偏差 并 分 析 产 生 偏 差 的 原因 ， 采 取 纠偏 措施 。 

(6) 协商 确定 工程 变更 的 价款 。 

(7) 审核 竣工 结算 。 

(8) 对 工程 施工 过 程 中 的 造价 支出 做 好 分 析 与 预测 ， 经 常 或 定期 向 业主 提交 项 目 造价 
控制 及 其 存在 的 问题 。 

4. 在 合同 工作 方面 

(1) 做 好 工程 施工 记录 ,保存 各 种 文件 和 图 纸 ， 特 别 是 注意 有 实际 变更 情况 的 图 纸 
等 ,为 可 能 发 生 的 索赔 提供 依据 。 

(2) 参与 索赔 事宜 。 

(3) 参与 合同 修改 、 补 充 工 作 ， 着 重 考虑 它 对 造价 控制 的 影响 。 
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考虑 施工 阶段 工作 的 特点 时 ， 要 注意 哪些 属于 经 济 工作 方面 ， 哪 些 属于 组 织 和 技术 工 
作 方面 。 


6.2 工程 变更 及 合同 价款 调整 


6. 2.1 工程 变更 


工程 变更 可 以 理解 为 是 合同 工程 实施 过 程 中 发 包 人 提出 或 由 承包 人 提出 经 发 包 人 批准 

的 合同 工程 的 任何 改变 。 工 程 变更 指令 发 出 后 ， 应 当 迅速 落实 指令 人 全 面 修改 相关 的 各 种 

文件 。 承 包 人 也 应 当 抓紧 落实 ， 如 果 承包 人 不 能 全 面 落实 变更 指令 ， 则 扩大 的 损失 应 当 由 

承包 人 承担 。 | 
1. 工程 变更 的 范围 
所 《标记 工 招标 文件 》 2007 年 版 下 的 泛 用 合同 条 坎 ， 工 程 变更 的 范围 和 内 容 

包括 以 下 几 点 。 ， 

(1) 取消 合同 中 任何 一 项 工作 ， 工作 不但 人 中 他人 和 

(2) 改变 合同 中 任何 一 项 工作 的 质量 或 其 他 特性 。 
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(3) 改变 合同 工程 的 基线 标高、 位 置 或 尺寸 。 
(4 政变 合同 中 任何 项 工作 的 施工 时 间或 窟 攻 闪 的 施工 工 艺 或 顺序 。 
(5) 为 完成 工程 需要 追加 的 额外 工作 


2. 工程 变更 的 程序 ~ 


1) 发 包 人 的 指令 变更 

(1) 发 包 人 直接 发 布 变更 指令 。 发 生 合同 约定 的 变更 情形 时 ， 发 包 人 应 在 合同 规定 的 
期 限 内 向 承包 人 发 出 书面 变更 指示 。 变 更 指示 应 说 明 变 更 的 目的 、 范 围 、 内 容 以 及 变更 的 
工程 量 及 其 进度 和 技术 要 求 ， 并 附 有 关 图 纸 和 文件 。 承 包 人 收 到 变更 指示 后 ， 应 按 变更 指 
示 进 行 变更 工作 。 发 包 人 在 发 出 变更 指示 前 ， 可 以 要 求 承包 人 提交 一 份 关 于 变更 工作 的 实 
施 方案 ,发 包 人 同意 该 方案 后 再 向 承包 人 发 出 变更 指示 。 
(2) 发 包 人 根据 承包 人 的 建议 发 布 变更 指令 。 承 包 人 收 到 发 包 人 按 合同 约定 发 出 的 图 纸 
和 文件 后 ， 经 检查 认为 其 中 存在 变更 情形 的 ， 可 向 发 包 人 提出 书面 变更 建议 ， 但 承包 人 不 得 
仅仅 为 了 施工 便利 而 要 求 对 工程 进行 设计 变更 。 承 包 人 的 变更 建议 应 阐明 要 求 变更 的 依据 ， 
并 附 必 要 的 图 纸 和 说 明 。 发 包 人 收 到 承包 人 的 书面 建议 后 ， 确 认 存在 变更 情形 的 ， 应 在 合同 
规定 的 期 限 内 做 出 变更 指示 。 发 包 人 不 同意 作为 变更 情形 的 ， 应 书面 答复 承包 人 。 

2) 承包 人 的 合理 化 建议 导致 的 变更 

承包 人 对 发 包 人 提供 的 图 纸 、 技 术 要 求 以 及 其 他 方面 提出 的 合理 化 建议 ， 均 应 以 书面 
形式 提交 给 发 包 人 。 合 理化 建议 被 发 包 人 采纳 并 构成 变更 的 ， 发 包 人 应 向 承包 人 发 出 变更 
指示 。 发 包 人 同意 采用 承包 人 的 合理 化 建议 ， 发 生 费 用 和 获得 收益 的 分 担 或 分 享 ， 由 发 包 
人 和 承包 人 在 合同 条 款 中 另行 约定 。 
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3. 工程 变更 的 价款 调整 方法 

1) 分 部 分 项 工程 费 的 调整 

工程 变更 引起 分 部 分 项 工程 项 目 发 生变 化 的 ， 应 按照 下 列 规定 调整。 

(1) 已 标价 工程 量 清单 中 有 适用 于 变更 工程 项 目的 ， 且 工程 变更 导致 的 该 清单 项 目的 
工程 数量 变化 不 足 15% 时 ,采用 该 项 目的 单价 。 
(2) 已 标价 工程 量 清单 中 没有 适用 ， 但 有 类 似 于 变更 工程 项 目的 可 在 合理 范围 内 参照 
类 似 项 目的 单价 或 总 价 调整 。 
(3) 已 标价 工程 量 清单 中 没有 适用 也 没有 类 似 于 变更 工程 项 目的 ， 由 承包 人 根据 变更 
工程 资料 、 计 量规 则 和 计价 办 法 、 工 程 造价 管理 机 构 发 布 的 信息 (参考 ) 价 格 和 承包 人 报价 
浮动 率 ， 提 出 变更 工程 项 目的 单价 或 总 价 ， 报 必 包 人 确认 后 这 到 包 人 报价 肖 动 可 近 
下 列 公式 计算 

实行 招标 的 工程 : 承包 人 报价 汪 动 率 1 一 (1 一 中 标价 搬入 折价) X100% (6.D 

不 实行 招标 的 工程 : ne i. aas (6. 2) 


国 攻 国 二 的 … oo 


的 全 人 标价 上 报信 人 地 工 庆生 ， 站 不作 守信 光明 站 于 策 。 


TT TT 




















CT TT 
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(4) 已 标价 工程 量 清单 中 没有 适用 也 没有 类 似 于 更 工程 项 目 ， 且 工 程 造 价 管理 机 构 
发 布 的 信息 (参考 ) 价 格 缺 价 的 ;由 承包 人 根据 变更 工程 资料 计量 规则 、 计价 办 法 和 通过 
市 场 调查 等 $ 有 合法 依据 的 市 场 价格 提出 变更 工程 项 目的 单价 或 总 价 ， 报 发 包 人 确认 后 
调整 。 As x 人 ^ 

2) 措施 项 目 颖 的 调整 关 

工程 变更 引起 措施 项 目 发 生变 化 的 ， 承包 入 提出 调整 措施 项 目 费 的 ， 应 事先 将 拟 实施 
的 方案 提交 发 包 大 确认 ， 并 详细 说 明 与 原 方案 措施 项 目 相 比 的 变化 情况 。 拟 实施 的 方案 经 
发 包 、 承 包 双 方 确认 后 执行 ， 并 应 按照 下 列 规定 调整 措施 项 目 费 。 

(1) 安全 文明 施工 费 ， 按 照 实 际 发 生变 化 的 措施 项 目 调整 ， 不 得 浮动 。 

(2) 采用 单价 计算 的 措施 项 目 费 ， 按 照 实际 发 生变 化 的 措施 项 目 按 前 述 分 部 分 项 工程 
费 的 调整 方法 确定 单价 。 

(3) 按 总 价 (或 系数 ) 计 算 的 措施 项 目 费 ， 除 安全 文明 施工 费 外 ， 按 照 实际 发 生变 化 的 
措施 项 目 调整 ， 但 应 考虑 承包 人 报价 浮动 因素 ， 即 调整 金额 按照 实际 调整 金额 乘 以 按照 
式 (6. 1) 或 式 (6.2) 得 出 的 承包 人 报价 浮动 率 L 计 算 。 

如 果 承 包 人 未 事先 将 拟 实施 的 方案 提交 给 发 包 人 确认 ， 则 视 为 工程 变更 不 引起 措施 项 
日 费 的 调整 或 承包 人 放弃 调整 措施 项 目 费 的 权利 。 

3) 承包 人 报价 偏差 的 调整 

如 果 工 程 变更 项 目 出 现 承 包 人 在 工程 量 清单 中 填报 的 综合 单价 与 发 包 人 招标 控制 价 或 
施工 图 预算 相应 清单 项 目的 综合 单价 可 由 发 承包 双方 偏差 超过 15% 的 ， 工 程 变 更 项 目的 综 
合 单价 可 由 发 承包 双方 协商 调整 。 具 体 的 调整 方法 ， 由 双方 当事人 合同 专用 条 款 中 约定 。 

4) 删 减 工程 或 工作 的 补偿 
如 果 发 包 人 提出 的 工程 变更 ， 因 承包 人 原因 删 减 了 合同 中 的 某 项 原 定 工作 或 工程 ， 致 
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使 承包 人 发 生 的 费用 或 (和 ) 得 到 的 收益 不 能 被 包括 在 其 他 已 支付 或 应 支付 的 项 目 中 ， 也 未 
被 包含 在 任何 蔡 代 的 工作 或 工程 中 ， 则 承包 人 有 权 提出 并 得 到 合理 的 费用 及 利润 补偿 。 


6.2.2 《FIDIC 合同 条 件 》 下 的 工程 变更 


根据 《FIDIC 合同 条 件 》 的 约定 ， 在 颁发 工程 接收 证 书 前 的 任何 时 间 ， 工 程 师 可 通过 
发 布 指令 或 要 求 承包 商 提交 建议 书 的 方式 提出 变更 ;承包 商 应 遵守 并 执行 ， 除 非 承包 商 在 
规定 的 时 间 内 向 工程 师 发 出 通知 说 明 承包 商 难 以 取得 变更 所 需 的 货物 ， 工 程 师 接 到 此 通 和 
后 ， 应 取消 、 确 认 或 改变 原 指 令 。 业 主 提供 的 设计 一 般 较为 粗略 ， 有 的 设计 (施工 图 ) 是 
承包 商 完 成 的 ， 因 此 设计 变更 少 于 我 国 施工 合同 条 件 下 的 施工 方法 变更 。 

1. 工程 变更 的 范围 

由 于 工程 变更 属于 合同 履行 过 程 中 的 正常 管理 工作 ， 工程 晴 可 以 根据 施工 进展 的 实际 
情况 ， 在 认为 必要 时 就 可 以 就 以 下 几 个 方面 发 布 变更 指令 5 SN 

(1) 对 合同 中 任何 工程 量 的 改变 。 为 了 便于 合同 管理 ， 当 事 人 双方 应 在 专用 条 款 内 约 
定 工程 量变 化 大 可 以 调整 单价 的 百分比 ( 视 工程 具体 情况 ， 可 在 15% ~25% 范 围 内 确定 )。 

(2) 任何 工作 质量 或 其 他 特性 的 变更 。 

(3) 工程 任何 部 分 标高 、 位 置 和 尺寸 的 改变 

(4) 删 减 任何 合同 的 约定 工作 内 容 : 但 要 交 由 他 人 实施 的 工作 除外 。 

(5) 新 增 工程 按 单独 合同 对 待 六 这 种 变更 指令 是 增加 与 合同 工作 范围 性 质 一 致 的 工作 
内 容 ， 而 且 不 应 以 变更 指令 的 形式 要 求 承包 人 使 用 超过 其 他 目前 正在 使 用 或 计划 使 用 的 施 
工 设备 范围 去 完成 新 增 工程。 除 二 承包 人 同意 此 项 下 作 按 变 更 对 待 ， 一 般 应 将 新 增 工程 按 
一 个 单独 的 合同 来 对 待 。 

(6 改变 原 定 的 能 工 顺 认 或 时 间 安 排 5 

2. 变更 程序 - 

颁发 工程 接收 证 书 前 的 任何 时 间 ， 工 程 师 可 以 通过 发 布 变更 指令 或 以 要 求 承包 商 递交 
建议 书 的 任何 一 种 方式 提出 变更 。 

1) 指令 变更 

工程 师 在 业主 授权 范围 内 根据 施工 现场 的 实际 情况 ， 在 确 属 需要 时 有 权 发 布 变更 指 
令 。 指令 的 内 容 应 包括 详细 的 变更 内 容 、 变 更 工程 量 、 变 更 项 目的 施工 技术 要 求 和 有 关 部 
门 的 文件 图 纸 ， 以 及 变更 处 理 的 原则 。 

2) 要 求 承包 商 递交 建议 书后 再 确定 的 变更 

变更 的 程序 如 下 。 

(D) 工程 师 将 计划 变更 事项 通知 承包 商 ， 并 要 求 承包 商 递交 实施 变更 的 建议 书 。 

(2) 承包 商 应 尽快 予以 答复 。 一 种 情况 是 通知 工程 师 由 于 受到 某 些 自 身 原因 的 限制 而 
无 法 执行 此 项 变更 ， 另 一 种 情况 是 承包 商 依据 工程 师 的 指令 递交 实施 此 项 变更 的 说 明 ， 内 
容 包括 以 下 方面 。 

@ 将 要 实施 的 工作 的 说 明 书 以 及 该 工作 实施 的 进度 计划 。 

@ 承包 商 依据 合同 规定 对 进度 计划 和 竣工 时 间 做 出 任何 必要 修改 的 建议 ， 提 出 工期 
顺延 要 求 。 
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@ 承包 商 对 变更 估价 的 建议 ， 提 出 变更 费用 要 求 。 

(3) 工程 师 做 出 是 否 变更 的 决定 ， 尽 快 通知 承包 商 说 明 批 准 与 否 或 提出 意见 。 在 这 一 
过 程 中 应 注意 以 下 问题 。 

吕 承包 商 在 等 待 答复 期 间 ， 不 应 延误 任何 工作 。 

@ 工程 师 发 出 每 一 项 实施 变更 的 指令 ， 应 要 求 承包 商 记 录 支 出 的 费用 。 

@ 承包 商 提 出 的 变更 建议 书 ， 只 是 作为 工程 师 决 定 是 否 实施 变更 的 参考 。 除 了 工程 师 
作出 指示 或 批准 以 总 价 方式 支付 的 情况 外 ， 每 一 项 变更 应 依据 计量 工程 量 进行 估价 和 支付 。 

3， 变更 估价 


1) 变更 估价 原则 

承包 商 按照 工程 师 的 变更 要 求 工 作 后 ， 往 往 会 涉及 对 变更 工程 的 估价 问题 ， 变 更 工程 
的 价格 或 费 率 往往 是 双方 协商 时 的 焦点 。 We 
种 情况 。 

(1) 变更 工作 在 工程 量 表 中 有 同 种 工作 内 容 的 单价 ; se 

(2) 工程 量 表 中 虽然 列 有 同类 工作 单价 或 价格 ;但 对 基体 变更 工作 而 言 已 不 适用 ， 则 
应 在 原单 价 和 价格 的 基础 上 制定 合理 的 新 单价 或 价格 = 

i 
平 相 一 致 的 原则 确定 新 的 费 率 或 价格 2 _ \ 

2) 可 以 调整 合同 工作 单价 的 原则 …、 

具备 以 下 条 件 时 ， 允许 对 菜 二 现下 作 规定 的 费 率 或 单价 加 以 调整 。 

ty 此 项 工作 实际 测量 的 工程 量 比 工程 量 表 或 其 他 报表 中 规定 的 工程 量 的 变动 大 
于 10%。 和 4 人 

et 同 款 额 
的 0.01%。 

G3) 由 此 了 稳重 的 变更 直接 造成 该 项 工作 每 单位 工程 量 费用 的 变动 超过 19 。 

3) 删 减 原 定 工作 后 对 承包 商 的 补偿 

工程 师 发 布 删 减 工作 的 变更 指令 后 承包 商 不 再 实施 部 分 工作 ,合同 价格 中 包括 的 直接 
费 部 分 没有 受到 损害 ,但 分 推 在 该 部 分 的 间接 费 、 利 润 和 税金 实际 不 能 合理 回收 。 此 时 承 
包 商 可 以 就 其 损失 向 工程 师 发 出 通知 并 提供 具体 的 证 明 资料 ， 工 程 师 与 合同 双方 协商 后 确 
定 一 笔 补偿 金额 加 入 合同 价 内 。 


OK IC 


注意 《FIDIC 合同 条 件 》 下 的 工程 变更 和 我 国 建设 合同 文本 下 的 工程 变更 的 处 理 程序 
和 处 理 价 格 的 区 别 。 


MI 


OR 


工程 变更 处 理 的 主要 事项 包括 以 下 3 点 。 

(1) 变更 工作 在 工程 量 表 中 有 同 种 工作 内 容 的 单价 ， 应 以 该 费 率 计算 变更 工程 费用 。 

(2) 工程 量 表 中 虽然 列 有 同类 工作 单价 或 价格 ,但 对 具体 变更 工作 而 言 已 不 适用 ， 则 
应 在 原单 价 和 价格 的 基础 上 制定 合理 的 新 单价 或 价格 。 
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(3) 变更 工作 的 内 容 在 工程 量 表 中 没有 同类 工作 的 费 率 和 价格 ,应 按照 与 合同 单价 水 
和 一 致 的 原则 ， 确 定 新 的 费 率 或 价格 


咪 应 用 案例 6- 


某 路 提 土 方 工程 完成 后 ， 发 现 原 设计 在 排水 方面 考虑 不 周 ， 为 此 业主 同意 在 适当 位 置 增设 排水 
管 涵 。 在 工程 量 清单 上 有 100 多 道 类 似 管 涵 ， 但 承包 商 却 拒绝 直接 从 中 选择 适合 的 作为 参考 依据 。 
理由 是 变更 设计 提出 时 间 较 晚 ， 其 土方 已 经 完成 并 准备 开始 路 面 施工 ， 新 增 排水 管 涵 工 程 不 但 打 乱 
了 其 进度 计划 ,而 且 二 次 开 挖 土方 难度 较 大 ， 特 别 是 重新 开 挖 用 石灰 土 处 理 过 的 路 堤 ， 与 开 挖 天 然 
土 不 能 等 同 。 造 价 管理 者 认为 承包 商 的 意见 可 以 接受 ， 不 宜 直接 套用 清单 中 的 管 涵 单 价 。 经 与 承包 
商 协商 ， 决 定 采用 工程 量 清单 上 的 几何 尺寸 、 地 理 位 置 等 条 件 相间 骸 第 浙 格 作为 新 增 工程 的 基本 
单价 ， 但 对 其 中 的 “土方 开 挖 ” TO 汶 返 当 提高， 提高 的 费用 得 加 在 
基本 单价 上 构成 新 增 工程 价格 。 
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6.3.1 “工程 索赔 的 概念 和 分 类 NS》 站 
1. 工程 索赔 的 概念 、“ x el 


工程 索赔 是 在 开 程 承 合同 履行 中 ， 当 各 入- 方 由 于 另 一 方 未 履行 合同 所 规定 的 义务 
或 者 出 现 了 应 当 由 对 方 承担 的 风险 而 遭受 损失 时 ， 向 另 一 方 提出 赔偿 要 求 的 行为 。 在 实际 
工作 中 , “索赔 "是 双向 的 ， 我 国 《 建 设 工程 施工 合同 (示范 文本 )》 中 的 索赔 就 是 双向 的 ， 
既 包 括 承 包 人 向 发 包 人 的 索赔 ， 也 包括 发 包 人 向 承包 人 的 索赔 。 但 在 工程 实践 中 ,发 包 人 
索赔 数量 较 小 ， 而 且 处 理 方便 ， 可 以 通过 冲 账 、 扣 拨 工 程 款 、 扣 保证 金 等 实现 对 承包 人 的 
索赔 ; 而 承包 人 对 发 包 人 的 索赔 比较 困难 一 些 。 通 常情 况 下 ,索赔 是 指 承包 人 (施工 单位 ) 
在 合同 实施 过 程 中 ， 对 非 自身 原因 造成 的 工程 延期 、 费 用 增加 而 要 求 发 包 人 给 予 补偿 损失 
的 一 种 权利 要 求 。 

索赔 有 较 广 泛 的 含义 ， 可 以 概括 为 以 下 3 个 方面 。 

(1) 一 方 违约 使 另 一 方 蒙受 损失 ， 受 损 方向 对 方 提出 赔偿 损失 的 要 求 。 

(2) 发 生 应 由 业主 承担 责任 的 特殊 风险 或 遇 到 不 利 自然 条 件 等 情况 ， 使 承包 商 蒙受 较 
大 损失 而 向 业主 提出 补偿 损失 要 求 。 

(3) 承包 商 本 人 应 获得 正当 利益 ， 由 于 没 能 及 时 得 到 监理 工程 师 的 确认 和 业主 应 给 予 
的 支付 而 以 正式 函件 向 业主 索赔 。 








0 
工程 索赔 是 双向 的 ， 承 包 商 提出 的 索赔 习惯 称 为 索赔 ， 发 包 商 提出 的 索赔 称 为 反 
索赔 。 
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2. 工程 索赔 分 类 

1) 按 索 赔 的 当事人 分 类 

根据 索赔 的 合同 当事人 不 同 ， 可 以 将 工程 索赔 分 为 以 下 两 种 。 

(1) 承包 人 与 发 包 人 之 间 的 索赔 。 该 类 索赔 发 生 在 建设 工程 设置 合同 的 双方 当事人 之 
间 ， 既 包括 承包 人 向 发 包 人 的 索赔 ， 也 包括 发 包 人 向 承包 人 的 索赔 。 但 是 在 工程 实践 中 ， 
经 常 发 生 的 索赔 事件 ， 大 都 是 承包 人 向 发 包 人 提出 的 ， 书 中 所 提 及 的 索赔 ， 如 果 未 作 特 别 
说 明 ， 即 指 此 类 情形 。 

(2) 总 承包 人 和 分 包 人 之 间 的 索赔 。 在 建设 工程 分 包 合同 履行 过 程 中 ， 索 赔 事件 发 生 
后 ,无 论 是 发 包 人 的 原因 还 是 总 承包 人 的 原因 所 致 ， 分 包 人 都 只 能 向 总 承包 人 提出 索赔 要 
求 ， 而 不 能 直接 向 发 包 人 提出 。 

2) 按 索 赔 目 的 和 要 求 分 类 SS 

根据 索赔 的 目的 和 要 求 不 同 ， 可 以 将 工程 索赔 分 为 工期 委 赔 禄 费用 索赔 。 

(1) 工期 索赔 。 工期 索 赠 工 般 是 指 承包 人 依据 合同 约定 对 非 因 自身 原因 导致 的 工期 
延误 向 发 包 人 提出 工期 顺延 的 要 求 。 工 期 顺延 的 要 求 获得 批准 后 ， 不 仅 可 以 免除 承包 人 承 
担 拖 期 违约 赔偿 金 的 责任 ， 而 且 承 包 人 还 有 可 能 因 于 期 提前 获得 赶 工 补偿 (或 奖励 ) 。 

(2) 费用 索赔 。 费 用 索赔 的 目的 是 要 求 补偿 承包 人 (或 发 包 人 ) 经 济 损失 ， 费用 索赔 的 
要 求 如 果 获 得 批准 ， 必 然 会 :引起 合同 价款 的 调整 

3) 按 索赔 事件 的 性 质 分 类 SN 

根据 索赔 事件 的 性 质 不 同 ,可 以 将 工程 索赔 分 为 以 下 多 种 。 

(1) 工程 延误 索赔 。 因 发 包 人 未 按 合同 要 求 提供 施工 条 件 ， 或 因 发 包 人 指令 工程 暂停 
或 不 可 抗力 事件 等 原因 造成 工期 拖延 的 ， 承 包 人 可 以 向 发 包 人 提出 索赔， 如 果 由 于 承包 人 
原因 导致 工期 拖延 ; 发 包 人 可 以 向 承包 人 提出 索赔 

(2) 加 速 施工 索赔 。 由 于 发 包 人 指 信也 人 加 快 施工 速度 ， 缩短 工期 ， 引 起 承包 人 的 
人 力 、 物 力 、 财 为 的 祝 外 开支 ， 承 包 人 提出 的 索 赠 。 

(3) 工程 变更 索赔 。 由 于 发 包 人 指令 增加 或 减少 工程 量 ， 或 增加 附加 工程 、 修 改 设 
计 、 变 更 工程 顺序 等 ， 造 成 工期 延长 和 (或 ) 费 用 增加 ， 承 包 人 就 此 提出 索赔 。 

(4) 合同 终止 的 索赔 。 由 于 发 包 人 违约 或 发 生 不 可 抗力 事件 等 原因 造成 合同 非 正 常 终 
止 ， 承 包 人 因 其 遭受 经 济 损失 而 提出 索赔 。 如 果 由 于 承包 人 的 原因 导致 合同 非 正常 终止 ， 
或 者 合同 无 法 继续 履行 ， 发 包 人 可 以 就 此 提出 索赔 。 

(5) 不 可 预见 的 不 利 条 件 索赔 。 承 包 人 在 工程 施工 期 间 ， 施 工 现场 遇 到 一 个 有 经 验 的 
承包 人 通常 不 能 合理 预见 的 不 利 施工 条 件 或 外 界 障碍 ， 例 如 地 质 条 件 与 发 包 人 提供 的 资料 
不 符 ， 出 现 不 可 预见 的 地 下 水 、 地 质 断 层 、 深 洞 、 地 下 障碍 物 等 ， 承 包 人 可 以 就 因此 遭受 
的 损失 提出 索赔 。 

(6) 不 可 抗力 事件 的 索赔 。 工 程 施工 期 间 因 不 可 抗力 事件 的 发 生 而 遭受 损失 的 一 方 ， 
可 以 根据 合同 中 对 不 可 抗力 风险 分 担 的 约定 ， 向 对 方 当 事 人 提出 索赔 。 

(7) 其 他 索赔 。 如 因 货 币 贬 值 、 汇 率 变化 、 物 价 上 涨 、 政 策 法 令 变 化 等 原因 引起 的 


索赔 。 
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《标准 施工 招标 文件 》(2007 年 版 ) 的 通用 合同 条 款 中 ,按照 引起 索赔 事件 的 原因 不 
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同 ， 对 一 方 当 事 人 提出 的 索赔 可 能 给 予 合 理 补偿 工期 、 费 用 和 (或 ) 利 润 的 情况 ， 分 别 做 出 
了 相应 的 规定 。 
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引起 承包 人 索赔 的 事件 以 及 可 能 得 到 的 合理 补偿 内 容 如 表 6 - 1 所 示 。 
表 6- 1 《标准 施工 招标 文件 》 中 承包 人 的 索赔 事件 及 可 补偿 内 容 


















































































































序号 | 条 款 号 索赔 事件 ES 
工期 | 费用 | 利润 

1 1.6.1 迟延 提供 图 纸 Jv V Iv 
2 1. 10.1 施工 中 发 现 文物 、 古 迹 V/ V 

3 2.3 | 迟延 提供 施工 场地 .人 VivY|IY 
4 3.4.5 | 监理 人 指令 迟延 或 错误 人 AN V | 

5 | 411 | 施工 中 这 到 不 利 物 质 条 件 EN v | v 

6 | 5.2.4 | 提前 向 承包 人 提供 材料 、 工 程 设备 SR V 

| nt 党 入 名 代 科 科 、 设备 布 人 或 十 扣 供 或 更 交代 en 
8 | 543 TSTTTT 工程 设备 vV | v 

9 8.3 Er < |b | 
10 | 9.2.6 发包 和 原因 和 成 承包 人 人 员工 作客 L 元 

1 | 1.3 | 因 发 包 入 原 办 造成 期 延 咒 SS“ a 3 || 
12 | “1.4 | 异常 亚当 的 气候 条 件 导致 下 期 征 误 

13 1.6 入 十 承 包 人 提前 竣工 V/ 

14 涪 交 发 包 人 暂停 施工 造成 工期 延误 V/ V | V 
15 12.4.2 | 工程 暂停 后 因 发 包 人 原因 无 法 按时 复工 VAN IN 
16 13.1.3 因 发 包 人 原因 导致 承包 人 工程 返工 Vv V Iv 
17 | 13.5.3 | 监理 人 对 已 经 覆盖 的 隐蔽 工程 要 求 重新 检查 且 检 查 结果 合格 | V | VV | v 
18 | 13.6.2 | 因 发 包 人 提供 的 材料 、 工 程 设备 造成 工程 不 合格 3 | | 
首 i ee 工程 设备 和 工程 重新 检验 且 检 VY < a 
20 16.2 | 基准 日 后 法 律 的 变化 V 

21 18.4.2 | 发 包 人 在 工程 竣工 前 提前 占用 工程 JV VI~v 
22 | 18.6.2 | 因 发 包 人 的 原因 导致 工程 试 运行 失败 vd- | 
23 | 19.2.3 | 工程 移交 后 因 发 包 人 原因 出 现 新 的 缺陷 或 损坏 的 修复 sy 
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可 补偿 内 容 
序号 | 条 款 号 索赔 事件 I 
工期 | 费用 | 利润 
24 19. 4 工程 移交 后 因 发 包 人 原因 出 现 的 缺陷 修复 后 的 试验 和 试 运行 V 
25 | 21 3.1(4) 不 可 抗力 停工 期 间 应 监理 人 要 求 照管 、 清 理 、 修 复工 程 Vv | 
26 | 21.3.10% 因 不 可 抗力 造成 工期 延误 V 
因 发 包 人 违约 导致 承包 人 暂停 施工 

















6. 3. 2 ”索赔 的 依据 和 前 提 条 件 


1. 索赔 的 依据 

提出 索赔 和 处 理 索赔 都 要 依据 下 列 文件 或 凭证 。 人 

(1) 工程 施工 合同 文件 。 工 程 施 工 合同 是 工程 索赔 中 最 关键 和 最 主要 的 依据 ， 工 程 施 
工期 间 发 承包 双方 关于 工程 的 洽 商 、 变 更 等 书面 协议 或 文件 是 索赔 的 重要 依据 。 

(2) 国家 法 律 、 法 规 。 国 家 制定 的 相关 法 律 行政 法 规 ， 是 工程 索赔 的 法 律 依据 。 工 
程 项 目 所 在 地 的 地 方 性 法 规 或 地 方 政府 规章 ,也 可 以 作为 工程 索赔 的 依据 ， 但 应 当 在 施工 
合同 专用 条 款 中 约定 为 工程 合同 的 适用 法 律 。 

(3) 国家 、 部 门 和 地 方 有 关 的 标准 ， 规 范 和 定额 。 对 于 工程 建设 的 强制 性 标准 ， 是 合 
同 双方 必须 严格 执行 的 ， 对 计 非 强制 性 标准 ， 必须 在 合同 中 有 明确 规定 的 情况 下 才能 作 
为 索赔 的 依据 。 ; 

(4) 工程 施工 众 同 履行 过 程 中 与 索 由 于 件 有 美的 各 种 开 证 。 这 是 承包 人 因 索 赔 事 件 所 
遭受 费用 或 工期 损失 的 事实 依据 ， 它 反映 子 工程 的 计划 情况 和 实际 情况 

2. 索赔 成 位 的 条 件 


承包 人 工程 索赔 成 立 的 基本 条 件 包括 以 下 3 项 。 

(1) 索赔 事件 已 造成 了 承包 人 直接 经 济 损失 或 工期 延误 。 

(2) 造成 费用 增加 或 工期 延误 的 索赔 事件 是 非 因 承 包 人 的 原因 发 生 的 。 

(3) 承包 人 已 经 安装 工程 施工 合同 规定 的 期 限 和 程序 提交 了 索赔 意向 通知 书 及 相关 证 
明 材 料 。 


6.3.3 费用 索赔 的 计算 














有 


. 索赔 费用 的 组 成 

对 于 不 同 原因 引起 的 索赔 ， 承 包 人 可 索赔 的 具体 费用 内 容 是 不 完全 一 样 的 。 但 归纳 起 
来 索赔 费用 的 要 素 与 工程 造价 的 构成 基本 类 似 ， 一般 可 归结 为 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 
械 使 用 费 、 分 包 费 、 施 工 管理 费 、 利 息 、 利 润 、 保 险 费 等 。 

) 人 工 费 
人 工 费 的 索赔 包括 由 于 完成 合同 之 外 的 额外 工作 所 花费 的 人 工 费 用 ， 超 过 法 定 工作 时 
间 加 班 劳动 ， 法 定 人 工 费 增长 ， 非 因 承 包 人 原因 导致 工效 降低 所 增加 的 人 工 费 用 ， 非 因 承 
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包 商 原因 导致 工程 停工 人 员 窝 工 费 和 工资 上 涨 费 等 。 在 计算 停工 损失 中 的 人 工 费 时 ,通常 
采取 人 工 单价 乘 以 折算 系数 计算 。 
2) 材料 费 
材料 费 的 索赔 包括 由 于 索赔 事件 的 发 生 造成 材料 实际 用 量 超过 计划 用 量 而 增加 的 材料 
费 ， 由 于 发 包 人 原因 导致 工程 延期 期 间 的 材料 价格 上 涨 费 和 超期 储存 费用 。 材 料 费 中 应 包 
括 运输 费 、 仓 储 费 以 及 合理 的 损耗 费用 。 如 果 由 于 承包 商 管理 不 善 ， 造 成 材料 损坏 失效 ， 
则 不 能 列 入 索赔 款项 内 。 
3) 施工 机 械 使 用 费 
施工 机 械 使 用 费 的 索赔 包括 由 于 完成 合同 之 外 的 额外 工作 所 增加 的 机 械 使 用 费 ， 非 
因 承包 人 原因 导致 工效 降低 所 增加 的 机 械 使 用 费 ， 由 于 发 包 人 或 工程 师 指 令 错 误 或 迟延 
导致 机 械 停工 的 台 班 停滞 费 。 在 计算 机 械 设 备 台 班 停滞 费时 ， 不 能 按 机 械 设备 台 班 费 计 
算 ， 因 为 台 班 费 中 包括 设备 使 用 费 。 如 果 机 械 设备 是 承包 人 自 有 设备 ， 一 般 按 台 班 折旧 
费 计 算 ， 如 果 是 承包 人 租赁 的 设备 ， 一 般 按 台 班 租金 加 上 每 洗 班 分 摊 的 施工 机 械 进退 场 
费 计 算 。 AR 
4) 现场 管理 费 SN- 
现场 管理 费 的 案由 包括 承包 人 完成 合同 忆 外 售 祷 外 工作 ， 以 及 由 于 发 包 人 的 原因 导致 
工期 延期 期 间 的 现场 管理 费 ， 包括 管理 人 员工 资 、 办 公费 、 通 信 费 、 交 通 费 等 。 
现场 管理 费 索赔 金额 的 计算 公式 为 
现场 管 理 虎 索 赔 多 狼 当 由 的 直接 成 本 旧 家 久 现 场 管理 由 (6. 3) 
式 中 : 现场 管 # 理 费 率 的 确定 可 以 选用 下 面 的 方法 ， 外 会 同 百分比 法 ， 即 管理 费 率 比 率 在 合 
同 中 规定 ，@ 行 业 平均 术 平 法 ， 即 采用 公 \ 开 认可 的 行业 标准 费 率 ; 图 原始 估价 法 ， 即 采用 
投标 报价 时 确定 的 费 率 ; @ 历 史 数 据 法 ， 学 入 相 似 工程 的 管理 由 率 
5) 总 前 市 (企业 ) 管 理 费 
Se 
人 向 公司 总 部 提交 的 管理 费 ， 包 括 总 部 职工 工资 、 办 公 大 楼 折旧 、 办 公用 品 、 财 务 管理 、 
通信 设施 以 及 总 部 领导 人 员 赴 工 地 检查 指导 工作 等 开支 。 总 部 管理 费 索 赔 金 额 的 计算 ,日 
前 还 没有 统一 的 方法 ,通常 可 采用 以 下 几 种 方法 。 
(1) 按 总 部 管理 费 的 比率 计算 。 
总 部 管理 费 索 赔 金 额 二 (直接 费 索 赔 金 额 十 现场 管理 费 索 赔 金 额 )X 总 部 管理 费 比率 (%) 
(6. 4) 
式 中 : 总 部 管理 费 的 比率 可 以 按照 投标 书 中 的 总 部 管理 费 比 率 计算 (一 般 为 3%~~8%)， 也 
可 以 按照 承包 人 公司 总 部 统一 规定 的 管理 费 比率 计算 。 
(2) 按 已 获 补 偿 的 工程 延期 天 数 为 基础 计算 。 该 方法 是 在 承包 人 已 经 获得 工程 延期 索 
赠 的 批准 后 ， 进 一 步 获得 总 部 管理 费 索赔 的 计算 方法 ， 计 算 步 又 如 下 。 
a 计算 被 延期 工程 应 当 分 挫 的 总 部 管理 费 。 
延期 工程 合同 价格 


延期 工程 应 分 挫 的 总 部 管理 费 三 同期 公司 计划 总 部 管理 费 X 同 其 公司 记 有 工程 合同 总 价 
《6. 5) 
































@ 计算 被 延期 工程 的 日 平均 总 部 管理 费 。 
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延期 工程 的 日 平均 总 部 管理 费 二 延期 工程 应 分 挫 的 总 部 管理 费 / 延 期 工程 计划 工期 
(6. 6) 








@ 计算 索赔 的 总 部 管理 费 。 
索赔 总 部 管理 费 二 延期 工程 的 日 平均 总 部 管理 费 X 工 程 延 期 的 天 数 (6.7) 

6) 保险 费 

因 发 包 人 原因 导致 工程 延期 时 ， 承 包 人 必须 办 理工 程 保险 、 施 工人 员 意 外 伤害 保险 等 
各 项 保险 的 延期 手续 ， 对 于 由 此 而 增加 的 费用 ， 承 包 人 可 以 提出 索赔 。 

7) 保函 手续 费 

因 发 包 人 原因 导致 工程 延期 时 ， 承 包 人 必须 相关 履约 保函 申 延 期 手续 ， 对 于 因此 而 增 
加 的 手续 费 ， 承 包 人 可 以 提出 索赔 。 

8) 利息 YA 

利息 的 索赔 包括 发 包 人 拖延 支付 工程 款 利息 ， 发 包 人 迟延 退还 工程 保留 金 的 利息 ， 承 
包 人 垫 资 施工 的 垫 资 利息 ， 发 包 人 错误 扣 款 的 利息 等 。 至 于 具体 的 利率 标准 ， 双 方 可 以 在 
合同 中 明确 约定 ， 没 有 约定 或 约定 不 明 的 ， 可 以 按照 中 国人 民 银 行 发 布 的 同期 同类 贷款 利 
率 计算 。 SN 

9) 利润 NN 

一 般 来 说 ， 由 于 工程 范围 的 变更 、 发 包 人 提供 的 文件 有 缺陷 或 错误 、 发 包 人 未 能 提供 

施工 场地 ， 以 及 因 发 包 人 违约 导致 即 合同 终止 等 事件 引起 的 索赔 ， 承 包 人 都 可 以 列 人 和 
润 。 比 较 特殊 的 是 ， 根 据 《标准 施工 招标 文件 》(2007 年 版 ) 通 用 合同 条 款 第 11. 3 款 的 规 
定 ， 对 于 因 发 包 人 原因 暂停 施工 导致 的 工期 延误 ， 承 包 炎 有 权 要 求 发 包 人 支付 合理 的 和 
润 。 索 赔 利 润 的 计算 通常 是 与 原 报价 单 中 的 利润 百分率 保持 一 致 。 但 是 应 当 注意 的 是 ， 由 
于 工程 量 清单 中 的 单价 是 综合 单价 ， 已 经 包含 了 了 人工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 械 使 用 费 、 企 业 
管理 费 、 利 润 以 及 一 定 范围 内 的 风险 费用 > 在 索赔 计算 中 不 应 重复 计算 。 
同时 ， 由 于 关 些 引起 索赔 的 事件 ， 同 时 也 可 能 是 合同 中 约定 的 合同 价款 调整 因素 ( 刀 
工程 变更 、 法 律 法 规 的 变化 以 及 物价 波动 等 )， 因 此 ， 对 于 已 经 进行 了 合同 价款 调整 的 索 
赔 件 ， 承 包 人 在 费用 索赔 的 计算 时 ， 不 能 重复 计算 。 
0) 分 包 费 用 
1 于 发 包 人 的 原因 导致 分 包工 程 费 用 增加 时 ,分 包 人 只 能 向 总 承包 人 提出 索赔 ， 但 分 
包 人 的 索赔 款项 应 当 列 入 总 承包 人 对 发 包 人 的 索赔 款项 中 。 分 包 费 用 索赔 指 的 是 分 包 人 的 
索赔 费用 ， 一 般 也 包括 与 上 述 费用 类 似 的 内 容 索赔 。 

2. 费用 索赔 的 计算 方法 

索赔 费用 的 计算 应 以 赔偿 实际 损失 为 原则 ， 包 括 直接 损失 和 间接 损失 。 索 赔 费 用 的 计 
算 方法 通常 有 三 种 ， 即 实际 费用 法 、 总 费用 法 和 修正 的 总 费用 法 。 

(1) 实际 费用 法 。 实 际 费 用 法 又 称 分 项 法 ， 即 根据 索赔 事件 所 造成 的 损失 或 成 本 增 
加 ， 按 费用 项 目 逐 项 进行 分 析 、 计 算 索 赔 金 额 的 方法 。 这 种 方法 比较 复杂 ,但 能 客观 地 反 
映 施工 单位 的 实际 损失 ， 比 较 合理 ， 易 于 被 当事人 接受 ， 在 国际 工程 中 被 广泛 采用 。 

由 于 索赔 费用 组 成 的 多 样 化 ， 不 同 原因 引起 的 索赔 ， 承 包 人 可 索赔 的 具体 费用 内 容 有 
所 不 同 ， 必 须 具体 问题 具体 分 析 。 
(2) 总 费用 法 。 总 费用 法 也 被 称 为 总 成 本 法 ， 就 是 当 发 生 多 次 索赔 事件 后 ， 重 新 计算 
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[ 程 的 实际 总 费用 ， 再 从 该 实际 总 费用 中 减 去 投标 报价 时 的 估算 总 费用 ， 即 为 索赔 金额 。 
总 费用 法 计算 索赔 金额 的 公式 如 下 
索赔 金额 = 实际 总 费用 一 投标 报价 估算 总 费用 (6. 8) 
但 是 ， 在 总 费用 法 的 计算 方法 中 ， 没 有 考虑 实际 总 费用 中 可 能 包括 由 于 承包 商 的 原因 
(如 施工 组 织 不 善 ) 而 增加 的 费用 ， 投 标 报价 估算 总 费用 也 可 能 由 于 承包 人 为 谋取 中 标 而 导 
致 过 低 的 报价 ， 因 此 ， 总 费用 法 并 不 十 分 科学 。 只 有 在 难于 精确 地 确定 某 些 索赔 事件 导致 
的 各 项 费用 增加 额 时 ， 总 费用 法 才 得 以 采用 。 

(3) 修正 的 总 费用 法 。 修 正 的 总 费用 法 是 对 总 费用 法 的 改进 ， 即 在 总 费用 计算 的 原则 
上 ， 去掉 一 些 不 合理 的 因素 ， 使 其 更 为 合理 。 修 正 的 内 容 如 下 。 

GD 将 计算 索赔 款 的 时 段 局 限于 受到 索赔 事件 影响 的 时 间 ， 而 不 是 整个 施工 期 。 

名 只 计算 受到 索赔 事件 影响 时 段 内 的 某 项 工作 所 受 影 响 的 要 失 ， 而 不 是 计算 该 时 段 
内 所 有 施工 工作 所 受 的 损失 。 Ka 

@ 与 该 项 工作 无 关 的 费用 不 列 入 总 费用 中 。 人 

@ 对 投标 报价 费用 重新 进行 核算 ， 即 按 受 影响 时 段 内 该 项 工作 的 实际 单价 进行 核算 ， 
乘 以 实际 完 成 的 访 项 工作 的 工程 量 ， 得 出 调整 岳 的 报价 中 用 。 

按 修正 后 的 总 费用 计算 索赔 金额 的 公式 如 下 “ 






















































































索赔 金额 一 某 项 工作 调整 后 的 实际 总 费用 一 该 项 工作 的 报价 费用 (6. 9) 
修正 的 总 费用 法 与 总 费用 法 相 比 ， “有 了 实质 性 的 改进 ， 它 的 准确 程度 已 接近 于 实际 费 
用 法 。 ,> < 因 
2 x 
er 
Es na xd 人 一 a 


某 施 工 合同 约定 ， Ri 含 ” 由 施工 企业 租 得 ， 台 班 单价 为 300 元 / 台 班 ， 租 
赁 费 为 100 元 / 合 政 广 人 工 工资 为 40 元 / 工 日 ， 窜 工 补贴 为 10 元 / 工 日 ， 以 人 工 费 为 基数 的 综合 费 率 
为 35%。 在 施工 过 程 中 ， 发 生 了 如 下 事件 : 四 出 现 异常 恶劣 天 气 导 致 工程 停工 2 天 ， 人 员 窝 工 30 个 
工 日 ; @ 因 恶劣 天 气 导致 场 外 道路 中 断 ， 抢 修道 路 用 工 20 工 日 ;，@ 场 外 大 面积 停电 、 停 工 2 天 ， 人 
员 窟 工 10 工 日 。 为 此 ， 施 工 企业 可 向 业主 索赔 费用 为 多 少 ? 

解 : 各 事件 处 理 结果 如 下 。 

(1) 异常 恶劣 天 气 导致 的 停工 通常 不 能 进行 费用 索赔 。 

(2) 抢修 道路 用 工 的 索赔 额 一 20X40X(1 十 35%%) 王 1 080( 元 ) 

(3) 停电 导致 的 索赔 额 一 2X100 十 10X10 一 300( 元 ) 

总 索赔 费用 一 1 080 十 300 王 1 380( 元 ) 


6. 3. 4 工期 索赔 应 注意 的 问题 及 其 计算 


1. 工期 索赔 中 应 当 注意 的 问题 


(1) 划 清 施工 进度 拖延 的 责任 。 因 承包 人 的 原因 造成 施工 进度 滞后 ， 属 于 不 可 原谅 的 
延期 ， 只 有 承包 人 不 应 承担 任何 责任 的 延误 ， 才 是 可 原谅 的 延期 。 有 时 工程 延期 的 原因 中 
可 能 包含 双方 责任 ， 工 程 师 应 进行 详细 分 析 ， 分 清 责任 比例 ， 只 有 可 原谅 延期 部 分 才能 
准 顺 延 合同 工期 。 可 原谅 延期 又 可 细 分 为 可 原谅 并 给 予 补偿 费用 的 延期 和 可 原谅 但 不 给 予 
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补偿 费用 的 延期 : 后 者 是 指 非 承包 人 责任 的 ,影响 并 未 导致 施工 成 本 的 额外 支出 ， 大 多 属 
于 发 包 人 应 承担 风险 责任 事件 的 影响 ， 如 异常 恶劣 的 气候 条 件 影响 的 停工 等 。 

(2) 被 延误 的 工作 应 是 处 于 施工 进度 计划 关键 线路 上 的 施工 内 容 。 只 有 位 于 关键 线路 
的 工作 内 容 的 滞后 ， 才 会 影响 到 竣工 日 期 。 但 有 时 也 应 注意 ， 既 要 看 被 延误 的 工作 是 否 在 
批准 进度 计划 的 关键 路 线 上 ， 又 要 详细 分 析 这 一 延误 对 后 续 工作 的 可 能 影响 。 若 对 非 关 键 
路 线 工作 的 影响 时 间 较 长 ， 超 过 了 该 工作 可 用 于 自由 支配 的 时 间 ， 也 会 导致 进度 计划 中 非 
关键 路 线 转化 为 关键 路 线 ， 其 滞后 将 影响 总 工期 的 拖延 ， 此 时 应 充分 考虑 该 工作 的 自由 时 
间 ， 给 予 相应 的 工期 顺延 ， 并 要 求 承包 人 修改 施工 进度 计划 。 

2. 工期 赔偿 的 计算 


工期 索赔 的 计算 主要 有 网 络 图 分 析 和 比例 计算 法 两 种 。 
(1) 网 络 图 分 析 法 是 利用 进度 计划 的 网 络 图 ， 分 析 其 关键 线路 > 如 果 延误 的 工作 为 关 
键 工作 ， 则 总 延误 的 时 间 为 批准 延续 的 工期 ， 如 果 延 误 的 工作 为 非 关键 工作 ， 当 该 工作 由 
于 延误 超过 时 差 限制 而 成 为 关键 工作 时 ， 可 以 批准 延误 时 间 与 时 差 的 差 值 ， 若 该 工作 延误 
后 仍 为 非 关键 工作 ， 则 不 存在 工期 案 赔 问 题 。 人， 
(2) 比例 计算 法 。 该 方法 主要 应 用 于 工程 量 有 增加 时 工期 索赔 的 计算 ， 公 式 为 
































工期 索赔 信 开外 增 如 的 下 各 于 的 价格 x 原 合同 总 工期 (6.10) 
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共 工 程 原 合同 规定 分 两 阶 牧 进行 施工 ， 土 建 工 稳 81 个 月 ， 安 装 工程 12 个 月 。 假 定 以 一 定 的 劳 
动力 需要 量 为 相对 单位 则 合同 规定 的 土建 工 熏 量 可 六 兽 为 310 个 相对 单位 安装 工程 量 白 算 为 70 
个 相对 单位 。 合 同 规 冒 ， 在 工程 量 增 减 10% 的 范围 内 ， 作 为 承包 商 的 工期 风险 ， 不 能 要 求 工期 补偿 
在 工程 施工 过 程 职 ” 守 建 和 安装 的 工程 量 都 有 较 大 幅度 的 增加 。 实 际 土建 工程 量 增加 到 430 个 相对 
单位 ， 实 际 安装 工程 量 增加 到 117 个 相对 单位 。 求 承包 商 可 以 提出 的 工期 索赔 额 。 

解 : 承包 商 提出 的 工期 索赔 额 如 下 

不 索赔 的 土建 工程 量 的 上 限 为 : 310X1.1 王 341 个 相对 单位 

不 索赔 的 安装 工程 量 的 上 限 为 : 70X1. 1 一 77 个 相对 单位 

由 于 工程 量 增加 而 造成 的 工期 延长 如 下 。 

土建 工程 工期 延长 一 21X(430/341 一 1) 一 5. 5( 月 ) 
安装 工程 工期 延长 二 12X(117/77 一 1) 一 6. 2( 月 ) 


3. 共同 延误 的 处 理 

在 实际 施工 过 程 中 ， 工 期 拖 期 很 少 是 只 由 一 方 造成 的 ， 往 往 是 两 三 种 原因 同时 发 生 
(或 相互 作用 ) 而 形成 的 ， 故 称 为 “共同 延误 ”"。 在 这 种 情况 下 ,要 具体 分 析 哪 一 种 情况 延 
误 是 有 效 的 ， 应 依据 以 下 原则 。 

(1) 首先 判断 造成 拖 期 的 哪 一 种 原因 是 最 先 发 生 的 ， 即 确定 “初始 延误 ”者 ， 它 应 对 
工程 拖 期 负责 。 在 初始 延误 发 生 作 用 期 间 ， 其 他 并 发 的 延误 者 不 承担 拖 期 责任 。 

(2) 如 果 初 始 延 误 者 是 发 包 人 原因 ， 则 在 发 包 人 原因 造成 的 延误 期 内 ， 承 包 人 既 可 得 
到 工期 延长 ， 又 可 得 到 经 济 补偿 。 
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(3) 如 果 初 始 延 误 者 是 客观 原因 ， 则 在 客观 因素 发 生 影响 的 延误 期 内 ,承包 人 可 以 得 
到 工期 延长 ， 但 很 难得 到 费用 补偿 。 

(4) 如 果 初 始 延误 者 是 承包 人 的 原因 ， 则 在 承包 人 原因 造成 的 延误 期 内 ， 承 包 人 既 不 
能 得 到 工期 延长 ， 也 不 能 得 到 费用 补偿 。 


OL CL 


在 处 理工 程 索 赔 时 ， 一 定 要 注意 谁 是 初始 延误 者 或 谁 是 初始 责任 者 。 


另外 要 注意 的 是 ， 如 果 连 一 个 有 经 验 的 承包 商都 无 法 合理 预见 时 ， 不 应 该 给 予 索赔 。 
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处 理工 程 案 赔 的 主要 注意 事项 。 

(1) 非 自身 的 责任 才 可 进行 工程 索赔 。 《SNN 

(2) 殴 用 索赔 时 伴随 工期 索赔 ， 工 期 索赔 是 否 在 关键 线路 上 。 

(3) 不 可 抗力 事件 主要 是 指 当事人 无 法 控制 的 事件 》 事件 发 生 后 当事人 不 能 合理 避免 
或 克服 的 ， 即 合同 当事人 不 能 预见 、 不 能 旬 免 且 不 能 克服 的 客观 情况 。 

(4) 不 可 抗力 后 的 责任 处 理 如 下 。 > 

GD 工程 本 身 的 损害 、 第 三 方 人 员 伤 记 和 财产 损失 ， 光 芝 党 半生 二 各 甸 放 于 光 汪 的 和 
料 和 待 安装 的 设备 的 损害 ， 由 发 包 火 承担 。 

GD 承 发 包 双 方 人 员 伤亡 出 其 所 在 单位 负责 ， 并 未 要 训 病 用。 

@@ 承包 人 机 械 设备 报 坏 及 停工 损失 由 承包 人 承 护 。 

@ 停工 期 间 ， oo ts sd 必要 的 管理 人 员 和 保卫 人 员 的 费 
用 由 发 包 人 承担 

@@ 工程 扩 常 清理 、 修复 的 费用 由 发 包 估 杀 担 。 

图 共识 的 工期 相应 顺丰 。 




















6.4 建设 工程 价款 结算 


工程 价款 结算 是 指 承包 商 在 工程 实施 过 程 中 ,依据 承包 合同 中 有 关 付 款 条 款 的 规定 和 
经 完成 的 工程 量 ， 并 按照 规定 的 程序 向 业主 收取 工程 款 的 一 项 经 济 活动 。 


6.4.1 工程 计量 


1. 工程 计量 的 原则 与 范围 

1) 工程 计量 的 概念 

所 谓 工程 计量 ， 就 是 发 承包 双方 根据 合同 约定 ， 对 承包 人 完成 合同 工程 的 数量 进行 的 
计算 和 确认 。 具 体 地 说 ， 就 是 双方 根据 设计 图 纸 、 技 术 规范 以 及 施工 合同 约定 的 计量 方式 
和 计算 方法 ， 对 承包 人 已 经 完成 的 质量 合格 的 工程 实体 数量 进行 测量 与 计算 ， 并 以 物理 计 
量 单位 或 自然 计量 单位 进行 表示 、 确 认 的 过 程 。 
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招标 工程 量 清单 中 所 列 的 数量 ， 通 常 是 根据 设计 图 纸 计算 的 数量 ， 是 对 合同 工程 的 估 
计 工 程 量 。 工 程 施 工 过 程 中 ,通常 会 由 于 一 些 原因 导致 承包 人 实际 完成 工程 量 与 工程 量 清 
单 中 所 列 工程 量 的 不 一 致 ， 比 如 : 招标 工程 量 清单 缺 项 、 漏 项 或 项 目 特征 描述 与 实际 不 
符 ， 工程 变更 ,现场 施工 条 件 的 变化 ,现场 签证 ， 暂 列 金 额 中 的 专业 工程 发 包 等 。 因此， 
在 工程 合同 价款 结算 前 ， 必 须 对 承包 人 履行 合同 义务 所 完成 的 实际 工程 进行 准确 的 计量 。 
2) 工程 计量 的 原则 
工程 计量 的 原则 包括 下 列 三 个 方面 。 

(1) 不 符合 合同 文件 要 求 的 工程 不 予 计量 。 即 工程 必须 满足 设计 图 纸 、 技 术 规范 等 合 
文件 对 其 在 工程 质量 上 的 要 求 ， 同 时 有 关 的 工程 质量 验收 资料 齐全 、 手 续 完 备 ， 满足 合 
文件 对 其 在 工程 管理 上 的 要 求 。 

(2) 按 合同 文件 所 规定 的 方法 、 范 围 、 内 容 和 单位 计量 。 工程 计量 的 方法 、 范围 、 内 
容 和 单位 受 合同 文件 所 约束 ， 其 中 工程 量 清单 〈 说 明 )、 技 术 规 范 、 合 同 条 款 均 会 从 不 同 
角度 、 不 同 侧面 涉及 这 方面 的 内 容 。 在 计量 中 要 严格 遵循 这 些 文件 的 规定 ， 并 且 一 定 要 结 
合 起 来 使 用 。 YN 

(3) 因 承 包 人 原因 计 成 的 超出 合同 工程 范 轩 让 或 返工 的 工程 是 ， 发 包 和 人 不 计划， 

3) 工程 计量 的 范围 与 依据 

(1) 工程 计量 的 范围 。 工程 计量 的 范围 和 扩 千 程 量 清 单 及 工程 变更 所 修订 的 工程 量 少 
单 的 内 容 ; 合同 文件 中 规定 的 各 种 费用 支付 项 目 ， 各 泊 用 加 由 、 各 种 预付 款 、 价 格调 整 、 
违约 金 等 。 、X 、 A 1 

(2) 工程 计量 的 依据 。 也 鼎 计 量 的 依据 包括 工程 和 清 认 有 说明， 合同 败 纸 ， 工程 变更 
人 同 条 件 ， 技术 规范 ,有 关 计量 的 补充 协议 ， 质 量 合格 证 
等 。 VV 

2. 工程 计量 的 方法 


二 程 是 必 贫 搂 归 相关 工程 现行 国家 计 车 规范 规定 的 工程 是 计算 规则 计算 ， 工程 计量 可 
选择 按 月 或 按 工程 形象 进度 分 段 计 量 ， 具 体 计量 周期 在 合同 中 约定 。 因 承包 人 原因 造成 的 
超出 合同 工程 范围 施工 或 返工 的 工程 量 ， 发 包 人 不 耶 计 量 。 通 常 区 分 单价 合同 和 总 价 合同 
规定 不 同 的 计量 方法 ， 成 本 加 酬金 合同 按照 单价 合同 的 计量 规定 进行 计量 。 

1) 单价 合同 计量 

单价 合同 工程 量 必须 以 承包 人 完成 合同 工程 应 也 计量 的 按照 现行 国家 计量 规范 规定 的 
工程 量 计算 规则 计算 得 到 的 工程 量 确定 。 施 工 中 工程 计量 时 ， 若 发 现 招标 工程 量 清单 中 出 
现 缺 项 、 工 程 量 偏差 ， 或 因 工程 变更 引起 工程 量 的 增 减 ， 应 按 承包 人 在 履行 合同 义务 中 完 
成 的 工程 量 计算 。 具 体 的 计量 方法 如 下 。 

(1) 承包 人 应 当 按照 合同 约定 的 计量 周期 和 时 间 ， 向 发 包 人 提交 当期 已 完工 程 量 报 
告 。 发 包 人 应 在 收 到 报告 后 7 天 内 核实 ， 并 将 核实 计量 结果 通知 承包 人 。 发 包 人 未 在 约定 
时 间 内 进行 核实 的 ， 则 承包 人 提交 的 计量 报告 中 所 列 的 工程 量 视 为 承包 人 实际 完成 的 工 
程 量 。 

(2) 发 包 人 认为 需要 进行 现场 计量 核实 时 ， 应 在 计量 前 24 小 时 通知 承包 人 ， 承 包 人 
应 为 计量 提供 便利 条 件 并 派 人 参加 。 双 方 均 同意 核实 结果 时 ， 则 双方 应 在 上 述 记 录 上 签字 
确认 。 承 包 人 收 到 通知 后 不 派 人 参加 计量 ， 视 为 认可 发 包 人 的 计量 核实 结果 。 发 包 人 不 按 
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照 约定 时 间 通知 承包 人 ， 致 使 承包 人 未 能 派 人 参加 计量 ， 计 量 核实 结果 无 效 。 
(3) 如 承包 人 认为 发 包 人 核实 后 的 计量 结果 有 误 ， 应 在 收 到 计量 结果 通知 后 的 7 天 内 
向 发 包 人 提出 书面 意见 ， 并 附 上 其 认为 正确 的 计量 结果 和 详细 的 计算 资料 。 发 包 人 收 到 书 
面 意见 后 ， 应 在 7 天 内 对 承包 人 的 计量 结果 进行 复核 后 通知 承包 人 。 承 包 人 对 复核 计量 结 
果 仍 有 异议 的 ， 按 照 合同 约定 的 争议 解决 办 法 处 理 。 
(4) 承包 人 完成 已 标价 工程 量 清单 中 每 个 项 目的 工程 量 后 ， 发 包 人 应 要 求 承 包 人 派 人 
共同 对 每 个 项 目的 历次 计量 报表 进行 汇总 ， 以 核实 最 终结 算 工程 量 。 发 承包 双方 应 在 汇总 
表 上 签字 确认 。 
2) 总 价 合同 计量 
采用 经 审定 批准 的 施工 图 纸 及 其 预算 方式 发 包 形成 的 总 价 合同 ， 除 按照 工程 变更 规定 
引起 的 工程 量 增 减 外 ， 总 价 合同 各 项 目的 工程 量 是 承包 人 用 于 结算 的 最 终 工程 量 。 总 价 合 
同 约定 的 项 目 计量 应 以 合同 工程 经 审定 批准 的 施工 图 纸 为 依据 。 发 承包 双方 应 在 合同 中 约 
定 工程 计量 的 形象 目标 或 时 间 节点 进行 计量 。 具 体 的 计量 方法 如 下 。 
(1) 承包 人 应 在 合同 约定 的 每 个 计量 周期 内 ， 对 已 完成 的 工程 进行 计量 ， 并 向 发 包 人 
提交 达到 工程 形象 目标 完成 的 工程 量 和 有 关 计 量 资 料 的 报告。 
(2) 发 包 人 应 在 收 到 报告 后 7 天 内 对 承包 大 提 交 的 上 述 资 料 进行 复核 ， 以 确定 实际 完 
成 的 工程 量 和 工程 形象 目标 。 对 其 有 异议 的 ,应 通知 承包 人 进行 共同 复核 。 


6.4.2 工程 价款 的 结算 方法 。 、、、 < 全 


我 国 现行 工程 价款 结算 很 据 不 同情 况 ， 可 采取 多 种 方式。 
(1) 按 月 结算 。 实行 名 未 或 月 中 预支， 月 中 结算 、 竣工 后 清理 。 
(2) 竣工 后 一 次 结算 。 建设 项 目 或 单项 工程 全 部 建筑 安装 工程 建设 期 在 12 个 月 以 内 ， 
或 工程 承包 合同 价 在 Y00 万 元 以 下 的 ， 可 实行 工程 价款 每 月 月 中 预支 、 竣 工 后 一 次 结算 ， 
即 合同 完成 后 承包 人 与 发 包 人 进行 合同 价款 结算 ， 确 认 的 工程 价款 为 承 发 包 双 方 结算 的 合 
同 价款 总 额 。 
(3) 分 段 结 算 。 当 年 开工 当年 不 能 竣工 的 单项 工程 或 单位 工程 ， 按 照 工程 形象 进度 划 
分 不 同 阶段 进行 结算 。 分 段 标准 由 各 部 门 、 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 规定 。 
4) 目标 结算 方式 。 在 工程 合同 中 , 将 承包 工程 的 内 容 分 解 成 不 同 控制 面 (验收 单 
， 当 承包 商 完成 单元 工程 内 容 并 经 工程 师 验收 合格 后 ， 业 主 支付 单元 工程 内 容 的 工程 
ii 控制 面 的 设 定 合 同 中 应 有 明确 的 描述 。 在 目标 结算 方式 下 ， 承 包 商 要 想 获得 工程 
款 ， 必 须 按照 合同 约定 的 质量 标准 完成 控制 面 工程 内 容 ;， 要 想 尽 快 获得 工程 款 ， 承 包 商 必 
须 充分 发 挥 自己 的 组 织 实施 力 ， 在 保证 质量 前 提 下 ， 加快 施工 进度 。 
(5) 双方 约定 的 其 他 结算 方式 。 


6. 4. 3 工程 预付 款 及 其 扣 回 


施工 企业 承包 工程 ， 一 般 实行 包工 包 料 ， 这 就 需要 有 一 定数 量 的 备料 。 在 工程 承包 合 
同 条 款 中 ， 规 定 在 开工 前 发 包 方 拨付 给 承包 单位 一 定 限 额 的 工程 预付 备料 款 。 预 付 工 程 款 
的 时 间 和 数额 在 合同 专用 条 款 中 约定 ， 工 程 开工 后 ， 按 约定 时 间 和 比例 逐次 扣 回 。 预 付 工 
程 款 的 拨付 时 间 应 不 迟 于 约定 的 开工 前 7 天 ， 发 包 人 不 按 约定 预付 ， 承 包 人 在 约定 时 间 
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7 天 后 向 发 包 人 发 出 要 求 预付 的 通知 ， 发 包 人 收 到 通知 后 仍 不 能 按 要 求 预付 的 ， 承包 人 可 
在 发 出 通知 后 7 天 停止 施工 ， 发 包 方 应 从 约定 应 付 之 日 起 向 承包 方 支付 应 付款 的 贷款 利 
息 ， 并 承担 违约 责任 。 


© OB 


工程 预付 款 仅 用 于 承包 方 支付 施工 开始 时 与 本 工程 有 关 的 动员 费用 。 如 承包 方 滥用 此 
款 ， 发 包 方 有 权 立 即 收回 。 


He 





1. 预付 工程 款 的 限额 
决定 预付 工程 款 限额 因素 有 ， 主 要 材料 占 工程 造价 比重 、 和香 人 和、 施工 工 内 等 
预付 备料 款 计算 方法 有 以 下 几 种 。 
1 施工 单位 常年 应 备 的 备料 款 限额 
备考 年 未 包工 入 主要 村 村 了 上 人 让 村 和 信和 天 (6.1D) 


«RR 








年 拭 施工 工 日 OC 
N X-、 
CS 4 SR 
某 工程 合同 总 额 350 万 ， Re PM 0 材料 储备 
天 数 80 天 ， 则 XAAN 


30X 60% 3 0 ， ea 


2) 备料 款 数额 个 
.备料 喜 数额 = 年 度 建筑 安 并 和 全 同 价 X 预 付 各 科 娄 比 例 (6.12) 
备料 款 的 比例 额度 根据 工程 类 型 、 合 同 工 期 、 承 包 方式 、 供 应 体制 等 不 同 而 定 。 建 筑 
工程 不 应 超过 当年 建筑 工作 量 (包括 水 、 电 、 暖 ) 的 30% ， 安 装 工程 按 年 安装 工程 量 的 
10 叶 计算 ， 材 料 占 比 重 较 大 的 安装 工程 按 年 产值 15% 左 右 拨付 。 对 于 只 包 定额 工 日 的 工程 
项 目 ， 可 以 不 付 备料 款 。 
2. 预付 款 的 扣 回 


发 包 人 拨付 给 承包 商 的 备料 款 属于 预支 的 性 质 。 工 程 实施 后 ， 随 着 工程 所 需 材料 储备 
的 逐步 减少 ， 应 以 抵 充 工程 款 的 方式 陆续 扣 回 ， 即 在 承包 商 应 得 的 工程 进度 款 中 扣 回 。 扣 
回 的 时 间 称 为 起 扣 点 ， 起 扣 点 计算 方法 有 两 种 。 

(1) 按 公式 计算 。 这 种 方法 原则 上 是 以 未 完工 程 所 需 材 料 的 价值 等 于 预付 备料 款 时 起 
扣 。 从 每 次 结算 的 工程 款 中 按 材 料 比重 抵 扣 工程 价款 ,竣工 前 全 部 扣 清 。 














未 完工 程 材料 款 一 预付 备料 款 ceria) 
未 完工 程 材料 款 一 未 完工 程 价值 X 主 材 比重 一 ( 合 同 总 价 一 已 完工 程 价值 )X 主 材 比 重 
(6. 14) 
预付 备料 款 三 (合同 总 价 一 已 完工 程 价值 )X 主 材 比重 (6. 15) 
已 完工 程 价值 (起 扣 点 ) 一 合同 总 价 一 划 付 各 攻 (6.16) 
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某 工程 合同 价 总 额 200 万 元 ,工程 预付 款 24 万 元 ， 主 要 材料 、 构 件 所 占 比重 60%， 则 起 扣 点 为 
200 一 感知 一 160( 万 元 ) 


(2) 在 承包 方 完成 金额 累计 达到 合同 总 价 一 定 比 例 ( 双 方 合同 约定 ) 后 ， 由 发 包 方 从 每 
次 应 付 给 承包 方 的 工程 款 中 扣 回 工程 预付 款 ， 在 合同 规定 的 完工 期 前 将 预付 款 还 清 。 


6. 4. 4 工程 进度 款 结算 


OP9®m 

施工 企业 在 施工 过 程 中， 根据 合同 所 约定 的 结算 方式 ! 按 凡 或 进度 或 控制 界面 ， 完 成 
的 工程 量 计算 各 项 沉 用 ， 向 业主 办 理工 程度 款 结 AT- 

以 按 月 名 结 和 为 例 ， 业主 在 月 中 向 施工 企业 吏 站 月 荆 程 灶 ， 施工 企业 在 月 末 根 据 实际 
完成 工程 量 向 业主 提供 已 完工 程 月 报表 和 下 程 价款 结算 账单 ， 经 业主 和 工程 师 确认 ， 收 取 
当月 工程 价款 ， 并 通过 银行 结算 ， 即 夭 息 提交 电 完 工程 量 报告 一 工程 师 确认 一 业主 审批 
认可 一 支付 工程 进度 款 。 ee 

在 工程 进度 款 支付 过 程 申 , mm。 vw 

1 工程 量 的 确认 、 一 wl 

(1) 承包 人 应 必 按 专用 条 朋 约 定 的 时 间 向 工程 和 提交 已 完 程 量 报告 工程 师 接 到 报告 

后 7 天 内 按 设计 阁 纸 核实 已 完工 程 量 (计量 ): 计 量 前 24 小 时 通知 承包 方 ， 承 包 方 为 计量 
提供 便利 条 件 江洲 和 参加 。 承包 商 收 到 通知 不 参加 计量 的 ， 计 量 结果 有 效 ， 并 作为 工程 价 
款 支 付 的 依据 。 
(2) 工程 师 收 到 承包 人 报告 后 7 天 内 未 计量 ， 从 第 8 天 起 ， 承 包 人 报告 中 开 列 的 工程 
量 即 视 为 被 确认 ， 作 为 工程 价款 支付 的 依据 。 工 程 师 不 按 约定 时 间 通知 承 包 人 ， 致 使 承包 
人 未 能 参加 计量 ， 计 量 结果 无 效 。 
(3) 承包 人 超出 设计 图 纸 范围 和 因 承 包 人 原因 造成 返工 的 工程 量 ， 工 程 师 不 予 计量 。 
例如 在 地 基 工 程 施工 中 ， 当 地 基底 面 处 理 到 施工 图 所 规定 的 处 理 范围 边缘 时 ， 承 包 商 为 了 
保证 夯 击 质量 ,将 夯 击 范围 比 施工 图 纸 规定 范围 适当 扩大 ， 此 扩大 部 分 不 予 计 量 。 因 为 这 
部 分 的 施工 是 承包 商 为 保证 质量 而 采取 的 技术 措施 ， 费 用 由 施工 单位 自己 承担 。 

2. 工程 进度 款 支付 


(1) 在 计量 结果 确认 后 14 天 内 ,发 包 人 应 向 承包 人 支付 工程 款 (进度 款 )， 并 按 约定 
可 将 应 扣 回 的 预付 款 与 工程 款 同 期 结算 。 

(2) 符合 规定 范围 合同 价款 的 调整 ， 工 程 变更 调整 的 合同 价款 及 其 他 条 款 中 约定 的 追 
加 合同 价款 应 与 工程 款 同期 支付 。 

(3) 发 包 人 超过 约定 时 间 不 支付 工程 款 , 承包 人 可 向 发 包 人 发 出 要 求 付款 通知 ， 发 包 
人 收 到 通知 仍 不 能 按 要 求 付款 的 ， 可 与 承包 人 签订 延期 付款 协议 , 经 承包 人 同意 后 延期 支 
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付 。 协 议 应 明确 延期 支付 的 时 间 和 从 计量 结果 确认 后 第 15 天 起 计算 应 支付 的 贷款 利息 。 
(4) 发 包 人 不 按 合同 约定 支付 工程 款 ， 双 方 又 未 达成 延期 付款 协议 ， 导 致 施 工 无 法 进 
行 ， 承 包 人 可 停止 施工 ， 由 发 包 人 承担 违约 责任 。 


6. 4.5 工程 竣工 结算 


- 程 竣 工 结 算是 指 施工 企业 按照 合同 规定 的 内 容 全 部 完成 所 承包 的 工程 ， 经 验收 质量 
合格 ， 并 符合 合同 要 求 之 后 ， 向 发 包 单位 进行 的 最 终 工程 价款 结算 。 

(1) 工程 竣工 验收 报告 经 发 包 方 认可 后 28 天 内 ， 承 包 方向 发 包 方 递交 竣工 结算 报告 
及 完整 的 结算 资料 ， 双 方 按照 协议 书 约定 合同 价款 及 专用 条 款 约定 的 合同 价款 调整 内 容 
进行 工程 竣工 结算 。 

(2) 发 包 方 收 到 承包 方 递交 的 竣工 结算 资料 后 28 天 内 核实 ,给予 确认 或 者 提出 修改 
意见 ， 承 包 方 收 到 竣工 结算 价款 后 14 天 内 将 竣工 工程 交付 发 包 方 < 、 

(3) 发 包 方 收 到 竣工 结算 报告 及 纪 埋 算 资料 后 28 天 内 无 正当 理由 不 支付 工程 竣工 结算 
价款 的 ， 从 第 29 天 起 按 承包 方 同期 向 银行 贷款 on We Rt 钦 的 利息 并 承担 违约 
责任 。 

CD 发 包 方 收 到 省 工 结 算 报 告 及 结算 资料 局 只 天 内 不 支付 工程 党 工 结算 价款 ， 承 
方 可 以 催告 发 包 方 支付 结算 价款 。 发 包 方 在 收 到 唆 工 结 A 
付 的 ， 承包 方 可 以 与 发 包 方 协议 将 该 下 程 折价 ， die 
承包 方 就 该 工程 折价 或 拍卖 的 价款 中 优先 受 偿 。 y 

(5) 工程 竣工 验收 报告 经 发 包 大 认可 28 天 后 ， 过 多 和 末 疝 安 包 人 过 交 歇 工 结 清算 报告 

完整 的 结算 资料 ， 造成 工程 竣工 结算 不 能 正常 遂行 或 工程 让 工 结算 价款 不 能 及 时 支付 
发 得 人 要 求 交付 工程 的 ， 承 包 人 应 当 交 付 人 发 包 人 不 要 求 交付 工程 的 ， 承 包 人 承担 保 
管 责任 。 Ar MY 


竣工 结算 工程 价 获 一 合同 价款 二 


pn 


某 工程 合同 价款 总 额 为 300 万 元 ， 施 工 合同 规定 预付 备料 款 为 合同 价款 的 25%， 主 要 材料 为 工 
程 价款 的 62. 5% ， 在 每 月 工程 款 中 扣留 5% 保修 金 ， 每 月 实际 完成 工作 量 见 表 6 一 2。 


表 6-2 每 月 实际 完成 工作 量 
月 份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 
完成 工作 量 /万 元 20 50 70 75 60 25 

















施工 过 答 中 入 和 
或 合同 价款 调整 数额 





一 预付 及 已 结算 工程 价款 一 保修 金 











求 预付 备料 款 、 每 月 结算 工程 款 。 
解 : 相关 计算 如 下 。 
预付 备料 款 二 300X25% 一 75( 万 元 ) 
起 扣 点 二 300 一 75/62.5% 一 180( 万 元 ) 
1 月份: 累计 完成 20 万 元 ， 结 算 工程 款 二 20 一 20X5% 二 19( 万 元 ) 
2 月份: 累计 完成 70 万 元 ,结算 工 程 款 二 50 一 50X5% 一 47.5( 万 元 ) 


IENNNNNNNNS 





2 工程 造价 控制 NS AN 
“S50000000°°°°。 REDNRI 


3 月 份 : 累计 完成 140 万 元 ， 结 算 工程 款 二 70X(1 一 5%) 一 66. 5( 万 元 ) 
4 月 份 : 累计 完成 215 万 元 ， 超 过 起 扣 点 180( 万 元 ) 
结算 工程 款 二 75 一 (215 一 180) X62.5% 一 75X5% 二 49. 375( 万 元 ) 
5 月 份 : 累计 完成 275( 万 元 ) 
结算 工程 款 二 60 一 60X62.5% 一 60X5% 一 19. 5( 万 元 ) 
6 月 份 完成 300( 万 元 ) 
结算 工程 款 二 25X (1 一 62.5%) 一 25X5% 一 8.125( 万 元 ) 


6. 4.6 工程 价款 的 动态 结算 
工程 建设 项 目 周期 长 ， 在 整个 建设 期 内 会 受到 物价 浮动 等 多 种 因素 的 影响 ， 其 中 主要 
是 人 工 、 材 料 、 施 工 机 械 等 动态 影响 。 


POLOL we de- oo 


工程 价款 结算 时 要 充分 考虑 动态 因素 ， ne 使 工程 价款 结算 能 
反映 工程 项 目的 实际 消耗 费用 。 AR 
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1. 采用 价格 指数 调整 价格 差额 。 k^ 


采用 价格 指数 调整 价格 差额 的 方法 主要 适用 于 施工 中 所 用 的 材料 品种 较 少 ， 但 每 种 
材料 使 用 量 较 大 的 土木 工程 ， 如 4 公共 > 水 规 和 站 
1) 价格 调整 公式 > 
因 人 工 、 材 料 、 aA mime 下 等 从 光影 响 合同 价款 时 ， 根据 投标 函 附 
录 中 的 价格 指数 和 权重 表 约定 的 数据 ， ei 
信和 (B+ +E 交感 fBx 合 +- :+B 十 各 »)—1] (6.17) 
式 中 : AP 之 光束 的 价格 差 和; 
po 一 一 根据 进度 付款 、 竣 工 付款 和 最 终结 清 等 付款 证 书 中 ， 承 包 人 应 得 到 的 已 完成 
工程 量 的 金额 ， 此 项 金额 应 不 包括 价格 调整 、 不 计 质 量 保证 金 的 扣留 和 支 
付 、 预 付款 的 支付 和 扣 回 ; 变更 及 其 他 金额 已 按 现行 价格 计价 的 ， 也 不 计 
在 内 ; 
A 一 一 定 值 权 重 ( 即 不 调 部 分 的 权重 ); 
Bi，B,，Bs…B, 一 一 各 可 调 因 子 的 变 值 权 重 ( 即 可 调 部 分 的 权重 ) 为 各 可 调 因 子 在 
投标 函 投 标 总 报价 中 所 占 的 比例 ; 
Fu ，Fe，Fs…Fu 一 一 各 可 调 因子 的 现行 价格 指数 ， 指 根据 进度 付款 、 竣 工 付款 和 
最 终结 清 等 约定 的 付款 证 书 相关 周期 最 后 一 天 的 前 42 天 的 











各 可 调 因 子 的 价格 指数 ; 
Fy，Fos，Fos*…Fo 一 一 各 可 调 因 子 的 基本 价格 指数 ， 指 基准 日 的 各 可 调 因 子 的 价 
格 指数 。 
当 确 定 定 值 部 分 和 可 调 部 分 因子 权重 时 ,应 注意 由 于 以 下 原因 引起 的 合同 价款 调整 ， 


其 风险 应 由 发 包 人 承担 。 
(1) 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 人 工 费 调整 ,但 承包 人 对 人 工 费 或 人 工 单价 的 报 
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价 高 于 发 布 的 除外 。 

(2) 由 政府 定价 或 政府 指导 价 管理 的 原材料 等 价格 进行 了 调整 的 。 

以 上 价格 调整 公式 中 的 各 可 调 因 子 、 定 值 和 变 值 权重 ， 以 及 基本 价格 指数 及 其 来 源 在 
投标 函 附录 价格 指数 和 权重 表 中 约定 。 价 格 指数 应 首先 采用 工程 造价 管理 机 构 提供 的 价格 
指数 ， 缺 乏 上 述 价格 指数 时 ， 可 采用 工程 造价 管理 机 构 提供 的 价格 代替 。 

在 计算 调整 差额 时 得 不 到 现行 价格 指数 的 ， 可 暂 用 上 一 次 价格 指数 计算 ， 并 在 以 后 的 
付款 中 再 按 实际 价格 指数 进行 调整 。 

2) 权重 的 调整 
接 变更 范围 和 内 容 所 约定 的 变更 ， 导 致 原 定 合同 中 的 权重 不 合理 时 ， 由 承包 人 和 发 包 
人 协商 后 进行 调整 。 

3) 工期 延误 后 的 价格 调整 

于 发 包 人 原因 导致 工期 延误 的 ， 册 双 于 计划 进 让 (> 匣 i 续 施 工 的 工 
程 ， 在 使 用 价格 调整 公式 时 ， 应 采用 计划 进度 日 期 (或 次 玉 日期) 与 实际 进度 日 期 (或 竣工 
日 期) 的 两 个 价格 指数 中 较 高 者 作为 现行 价格 指数 。 > 
于 承包 人 原因 导致 工期 延误 的 ， 则 对 于 计划 进 记 日 期 (或 竣工 日 期 ) 后 续 施 工 的 工 
程 ， 在 使 用 价格 调整 公式 时 ， 应 采用 计划 进度 日 期 (或 竣工 日 期) 与 实际 进度 日 期 (或 竣工 
日 期 的 两 个 价格 指数 中 较 低 者 作为 现行 价 格 指 对。 
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基 直 入 市 城区 才 具 扩建 蔽 目 逝 生存 工 村， 投标 站 汪汪 基 为 2011 年 8 月 1 日。 通过 评 标 确定 中 
标 人 后 ， 签订 的 施工 盗 局 总 价 为 80 000 万 元 ， 江 程 村 ,2011 年 9 月 20 日 开工 。 施 工 合同 中 约定 ， 
OD 预付 款 为 合同 总 价 的 "5 加 ， 分 10 次 按 相同 嵌 例 次 每 月 应 支付 的 工程 进度 款 中 扣 还 。@@ 工 程 进 度 款 
按 月 支付 ， 进度 坎 人 金富 包 括 ， 当月 完成 的 清单 争 目的 合同 价款 ; 当月 确认 的 变更 、 索 赔 金 额 ; 当月 
价格 调整 金额 ; 扣除 合同 约定 应 当 抵 扣 的 预付 款 和 扣留 的 质量 保证 金 。 回 质量 保证 金 从 月 进度 付款 
中 按 5 中 扣留 ， 最 高 扣 至 合同 总 价 的 5% 。 图 工程 价款 结算 时 人 工 单价 、 钢 材 、 水 泥 、 沥 青 、 砂 石料 
以 及 机 械 使 用 费 采 用 价格 指数 法 给 承包 商 以 调价 补偿 ， 各 项 权重 系数 及 价格 指数 如 表 6- 3 所 列 。 根 
据 表 6-4 所 列 工程 前 4 个 月 的 完成 情况 ， 计 算 11 月 份 应 当 实际 支付 给 承包 人 的 工程 款 数额 。 


表 6-3 工程 调价 因子 权重 系数 及 造价 指数 


A | Wm | x | WR | 


权重 系数 0.12 0.10 0.08 0.15 0. 12 0. 10 0. 33 






































2011 年 7 月 指数 /( 元 /日 ) | 91.7 | 78.95 | 106.97 | 99.92 | 114.57 115. 18 





2011 年 8 月 指数 /( 元 /日 ) | 91.7 | 82.44 | 106.80 | 99.13 | 114.26 115. 39 人 








2011 年 9 月 指数 /( 元 /日 ) 91.7 86. 53 108. 11 99. 09 114.03 115. 41 = 





2011 年 10 月 指数 /( 元 /日 ) | 95.96 | 85.84 | 106.88 | 99.38 | 113.01 114. 94 = 








2011 年 11 月 指数 /( 元 /日 ) | 95.96 | 66.75 107. 27 99. 66 116. 08 114. 91 a 


























2011 年 12 月 指数 /( 元 /日 ) | 101.47 | 87.80 | 128.37 | 99.85 | 126.26 116. 41 = 
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表 6-4 2010 年 9 一 12 月 工程 完成 情况 (单位 : 万 元 ) 














截至 当月 完成 的 清单 子 目 价款 1 200 3 510 6 950 9 840 
当月 确认 的 变更 金额 (调价 前 ) 0 | 60 =110 100 
当月 确认 的 索赔 金额 (调价 前 ) 0 10 30 50 














解 : (1) 计 算 11 月 份 完成 的 清单 子 目的 合同 价款 : 6 950 一 3 510 一 3 440( 万 元 ) 


(2) 计算 11 月 份 的 价格 调整 金额 。 





We : 、95. 96 86:75 ,107.27 
价格 调整 金额 一 (3 440 a 91-7 +0. TRO 08X 《106: 97 十 
0.15X99.66 10 12X116.08 | 0. 10x L149 JS 





99.92 “114.57 11518 
一 3 360X[(0. 33 十 0. 125 6 十 0. 109 9 十 0. ,980 3+0T9 6 十 0. 121 6 十 0. 099 8) 一 1] 
一 3 360X0. 016 7 一 56. 11( 万 元 ) N\ ‘时 
说 明 ， GD 由 于 当月 的 变更 和 索赔 金额 不 是 接 跟 现 生 福 格 计算 的 ， 所 以 应 当 计算 在 调价 基数 内 ; 
@ 基 准 日 为 2011 年 7 月 3 日 ， 所 以 应 当选 取 8 序 份 的 价格 指数 作为 各 可 调 因 子 的 基本 价格 指数 ; 
@@ 和 人工 费 缺少 价格 指数 ， 可 以 用 相应 的 人 正音 价 代替 。 
(3) 计算 11 月 份 应 当 实际 支付 的 个 客 > x 
OD 11 月 份 的 应 扣 预 付款 ; -0 000 久 55 二 10 一 400( 万 元 x 
@ 11 月 份 的 应 扣 质 量 保证 多 Xs 440 一 110+30+56M1) x5 % 二 170. 81( 万 元 ) 
@ 11 月 份 应 当 实 际 支付 的 进度 款 爹 额 一 (3 440 一 0 30+56. 11—400— 170. 81) 一 2 845. 30( 万 元 ) 





ai 2 
材料 使 用 量 较 小 的 房屋 建筑 与 装饰 工程 。 

施工 合同 履行 期 间 ， 因 人 工 、 材 料 、 工 程 设 备 和 施工 机 械 台 班 价格 波动 影响 合同 价格 
时 ， 人 工 和 施工 机 械 使 用 费 按照 国家 或 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 建设 行政 管理 部 门 ， 行 业 建 设 
管理 部 门 或 其 授权 的 工程 造价 管理 机 构 发 布 的 人 工 成 本 信息 ， 施 工 机 械 台 班 单价 或 施工 机 
械 使 用 费 系 数 进行 调整 ， 需 要 进行 价格 调整 的 材料 ， 其 单价 和 采购 数 应 由 发 包 人 复核 ， 发 
包 人 确认 需 调 整 的 材料 单价 及 数量 ， 作 为 调整 合同 价款 差额 的 依据 。 

1) 人 工 单价 的 调整 

人 工 单价 发 生变 化 时 ， 发 承包 双方 应 按 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 或 其 授权 的 工程 造价 
管理 机 构 发 布 的 人 工 成 本 文件 调整 合同 价款 

2) 材料 和 工程 设备 价格 的 调整 

材料 、 工 程 设 备 价格 变化 的 价款 调整 ， 按照 承包 人 提供 主要 材料 和 工程 设备 一 览 表 ， 
根据 发 承包 双方 约定 的 风险 范围 ， 按 以 下 规定 进行 调整 。 

(1) 如 果 承 包 人 投标 报价 中 材料 单价 低 于 基准 单价 ， 工 程 施 工期 间 材料 单价 涨幅 以 基 
准 单价 为 基础 超过 合同 约定 的 风险 幅度 值 时 ， 或 材料 单价 跌幅 以 投标 报价 为 基础 超过 合同 
约定 的 风险 幅度 值 时 ， 其 超过 部 分 按 实 调整 。 
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(2) 如 果 承 包 人 投标 报价 中 材料 单价 高 于 基准 单价 ， 工 程 施工 期 间 材料 单价 跌幅 以 基 
准 单价 为 基础 超过 合同 约定 的 风险 幅度 值 时 ,或 材料 单价 涨幅 以 投标 报价 为 基础 超过 合同 
约定 的 风险 幅度 值 时 ， 其 超过 部 分 按 实 调整 。 

(3) 如 果 承 包 人 投标 报价 中 材料 单价 等 于 基准 单价 ， 工 程 施工 期 间 材 料 单价 涨 、 跌 幅 
以 基准 单价 为 基础 超过 合同 约定 的 风险 幅度 值 时 ， 其 超过 部 分 按 实 调整 。 

(4) 承包 人 应 当 在 采购 材料 前 将 采购 数量 和 新 的 材料 单价 报 发 包 人 核对 ， 确 认 用 于 本 
合同 工程 时 ， 发 包 人 应 当 确认 采购 材料 的 数量 和 单价 。 发 包 人 在 收 到 承包 人 报 送 的 确认 资 
料 后 3 个 工作 日 不 予 答复 的 ， 视 为 已 经 认可 ， 作 为 调整 合同 价款 的 依据 。 如 果 承 包 人 未 报 
经 发 包 人 核对 即 自行 采购 材料 ， 再 报 发 包 人 确认 调整 合同 价款 的 ， 如 发 包 人 不 同意 ， 则 不 
作 调 整 。 

3) 施工 机 械 台 班 单价 的 调整 

志和 人 用 人生 要 化 过 省 或 行 业 什 设 主管 部 站 授权 
Rr A 


a SS 
SS 一 应 月 家 例 6-s -XX 

某 工程 采用 《FIDIC 合同 条 件 》， ane 根据 承包 合同 采用 调 值 公式 调 值 ， 调 从 
因素 为 A、B、C 三 项 ， 其 在 合同 中 比率 分 别 为 ,20%6 、1086 、25 吧 ， 这 三 种 因素 基期 的 价格 指数 分 别 
为 105%、102%、110% ， 结 第 居多 a. 115% ， 则 调 值 后 的 合同 价 
款 为 











” 
ooo Ceo x107+10% x} 084 B96 x 一 509. 54( 万 元 ) 


经 调整 实际 结算 价 禄 为 509. 54 万 元 ， i 分 9 .54 万 元 。 
算 你 
y J 
(& “应 用 案例 6-9 
2006 年 3 月 实际 完成 的 某 土 方 工程 ， 按 2005 年 签约 时 的 价格 计算 工程 价款 为 10 万 元 ， 该 工程 
固定 系数 为 0.2， 各 参加 调 什 的 因素 除 人 工 费 的 价格 指数 增长 了 10% 外 ， 其 他 都 未 发 生变 化 ， 人 工 
占 调 值 部 分 的 50%， 按 调 值 公式 完成 该 土方 工程 结算 的 工程 康 为 


100 000X (0. 2 十 0. 4x 开 + 0. 4XJ)=104 000( 元 ) 


注 : 调 值 部 分 为 0.8， 其 中 人 工 为 50% ， 即 0.4。 
Dn 


¢ 应用 家 例 6-i0 


某 土 建 工程 ， 合 同 规定 结算 款 100 万 元 ,合同 原始 报价 日 期 为 2005 年 3 月 ， 工程 于 
2006 年 5 月 建成 交付 使 用 ,工程 人 工 费 、 材 料 费 构成 比例 以 及 有 关 造 价 指 数 见 表 6 -5， 计 算 
实际 结算 款 。 
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表 6-5 费用 构成 比例 及 有 关 造 价 指数 







比例 /(%) 
2005 年 3 月 指数 | 100 | 100.8 





























2006 年 5 月 指数 
110.1 98 112.9 95.9 
， 实际 结 = . . 5 上 0. 
解 ; 实际 结算 价款 一 100X (0.15 十 0.45X 0 十 0.11X100.8 十 0.11X3020 十 0.5X 交 -6 十 0.06 
98.9 91.1 117.9 
X1005 十 0.03 X35- 十 0.04 X 本 地) 


三 100X1.064 二 106. 4( 万 元 ) 


a <R 
下 
应 用 案例 6- 人 < 愉 
某 工 程 项 目 ， 合 同 总 价 为 186 万 元 ， 该 工程 由 三 部 分 人 18. 6 万 元 ， 砌 体 
采用 动态 结算 公式 进行 结算 ， 本 工程 


工程 费 为 74. 4 万 元 ， 钢 筋 混凝土 工程 费 为 93 万 元 。 盗 
人 工 费 和 材料 费 占 工程 价款 的 85%， en 各 项 组 成 费用 的 比例 见 表 6 一 6。 
成 费用 的 比例 























夸 42 
木材 5 














该 合同 投标 报价 为 2010 年 2 月 ,在 2010 年 12 月 ， 承包 商 完成 的 工程 量 价款 为 24.4 万 元 。 
2010 年 2 月 及 12 月 的 工资 物价 指数 ， 见 表 6 一 7。 


表 6-7 工资 物价 指数 























人 工 费 Ao 100 A 121 
钢材 Bo 146 B 173 
水 泥 Co 147 © 165 
砂 石 | Do 129 D 142 
燃料 | Eo 152 E 181 
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通过 调价 后 ，2010 年 12 月 的 工程 款 为 多 少 ? 


解 : 三 个 组 成 部 分 的 工程 费 占 工程 总 价 的 比例 如 下 。 
土方 工程 占 ; 18. 6/186 二 10% 


钢筋 混凝土 工程 占 : 93/186 二 50% 六 
砌 体 工程 占 : 74. 4/186 二 40% ,人 
参加 调 值 的 各 项 费用 占 工程 总 价 的 比例 如 下 。 SS 


人 工 费 : (50% X10% 十 38%X40% 十 36% X50%) X85% We 
钢材 : (5%X40% 十 25% X50%)X85% 一 12.3% 和 
水 泥 : (10% X40% 十 18% X50%)X85% =11.1 0 
砂 石 : (5%X40% 十 12% X50%)X85% 一 8 

燃料 (24%X10% 十 4% a2 KY 

工具 : 26 X10% X85% =2.2% 

夸 : 42% X40% X85% 二 14.3%、 Ss 

木材 : 5%X50% X85% 2 1% NN 

不 可 调 值 费 用 Ce 15%， 调 值 后 a 


P =24.4X (0.15 攻 03 站 X4 + 0. 123 x 吉 165 上 0. 068 x1424 0.037X i181+ 
A 


ES 147 129 ~ 152. 
177 


0.022 Ng .43X 了 十 0. a -一 28. 121( 万 元 ) 


© OE 


在 进行 工程 结算 时 ， 注 意 合同 规定 和 起 扣 点 要 求 
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工程 价款 结算 的 主要 注意 事项 如 下 。 
@ 工程 价款 结算 的 方式 。 
@ 工程 价款 约定 的 主要 内 容 。 


@ 工程 预付 款 支付 及 扣 回 。 
图 工程 进度 款 的 支付 。 
回 工程 保证 金 的 预 留 和 返还 








NS 
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6.5 资金 使 用 计划 的 编制 与 应 用 


6. 5.1 ”资金 使 用 计划 的 编制 方法 


1. 施工 阶段 资金 使 用 计划 编制 的 作用 


施工 阶段 既是 建设 工程 周 其 长、 规模 大 、 造 价 高 ， 又 是 资金 投入 量 最 直接 、 最 大 ， 效 
果 最 明显 的 阶段 。 施 工 阶段 资金 使 用 计划 的 编制 与 控制 在 整个 建设 管理 中 处 于 重要 的 地 
位 ， 它 对 工程 造价 有 着 重要 的 影响 ， 其 表现 如 下 。 

(1) 通过 编制 资金 计划 ， 合 理 地 确定 工程 造价 施工 阶段 目标 值 ， 使 工程 造价 控制 有 所 
依据 ， 并 为 资金 的 筹集 与 协调 打下 基础 。 有 了 明确 的 目标 值 后 ， 就 能 将 工程 实际 支出 与 目 
标 值 进行 比较 ， 找 出 偏差 ， 分 析 原 因 ， 采取 措施 纠正 偏差 <、 

(2) 通过 资金 使 用 计划 ， 机 未 来 和 目的 交代， 消除 不 必要 的 资 











金 浪费 。 

(3) 在 建设 项 目的 进行 中 ， 通 过 资金 使 用 计划 匆 行 ， 有 效 地 控制 工程 造价 上 升 ， 最 大 
限度 地 节约 投资 。 ,7 

2. 资金 使 用 计划 编制 Na 


1) 按 不 同 子 项 目 编制 资金 使 用 计划 ， x 

一 个 建设 项 目 往往 由 多 个 单项 工程 组 成 ， 每 个 单项 工程 可 能 由 多 个 单位 工程 组 成 ， 而 
单位 工程 由 若干 个 分 部 分 项 工程 组 成 。 2 We 

对 工程 项 目 划分 的 粗细 程度 ， 根据 县 体 实际 需要 而 定 ， 一 般 情 况 下 ， 投 资 目 标 分 解 到 
各 单项 工程 、 单 位 工程 

投资 计划 分 解 到 单项 工程 、 他 入 放生 还 应 分 解 到 建筑 工程 费 、 安 装 工程 费 、 
设备 购 署 、 工 程 建设 其 他 费 等 ， 这 样 有 助 于 检查 各 项 具体 投资 支出 对 象 落实 情况 。 

2) 按时 间 进 度 编制 资金 使 用 计划 


@' 特 ) (9 nn 
建设 项 目的 投资 总 是 分 阶段 、 分 期 支出 的 ， 按 时 间 进 度 编制 资金 使 用 计划 将 总 目标 按 
使 用 时 间 分 解 来 确定 分 目标 值 











按时 间 进 度 编制 的 资金 使 用 计划 通常 采用 横道 图 、 时 标 网 络 图 、S 形 曲线 、 香 蕉 图 等 





(1) 横道 图 法 是 用 不 同 的 横道 图 标识 已 完工 程 计划 投资 、 实 际 投资 及 拟 完工 程 计划 投 
资 ， 横 道 图 的 长 度 与 其 数据 成 正比 。 横 道 图 的 优点 是 形象 直观 ， 但 信息 量 少 ， 一 般 用 于 管 
层次 。 
(2) 时 标 网 络 图 是 在 确定 施工 计划 网 络 图 基础 上 ,将 施工 进度 与 工期 相 结合 而 形成 的 
网 络 图 。 
(3) S 形 曲线 即时 间 - 投 资 累计 曲线 。 

时 标 网 络 图 和 横 标 图 将 在 偏差 分 析 中 详细 介绍 。 本 节 主 要 介绍 S 形 曲线 。S 
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绘制 步骤 包括 以 下 几 步 。 

@ 确定 工程 进度 计划 。 

加 根据 每 单位 时 间 内 完成 的 实物 工程 量 或 投入 的 人 力 、 物 力 和 财力 ， 计 算 单位 时 间 
(月 或 旬 ) 的 投资 ， 见 表 6 -8。 





表 6-8 单位 时 间 的 投资 
时 间 / 月 1 2 3 4 5 6 vf 8 9 10 11 12 
投资 /万 元 | 100 | 200 | 300 800 | 700 | 600 | 400 300 | 200 




















S 


500 





600 | 80t 





@ 将 各 单位 时 间 计 划 完 成 的 投资 额 累计 ， 得 到 计划 累计 完成 的 投资 额 ， 见 表 6 -9。 
表 6-9 计划 累计 完成 的 投资 y 

时 间 / 月 1|12|13| 4| 5 el7 sh hy [ii ln 1 
投资 /万 元 100 | 200 | 300 | 5oo | 600 | goo | gooN>7on | 600 | 400 | 300 | 200 









































计划 累计 投资 /万 元 | 100 | 300 | 600 |1 100|1 700|2 50043-390|4 000|4 600|5 000|5 300| 5 500 





@ 绘制 S 形 曲线 如 图 6. 1 所 示 。 
投资 /万 元 
6000 

4000 | S04 

3000 | 二 、 
2 


1000 











[人 时间/ 有 月 


图 6.1 S 形 曲线 


每 一 条 S 形 曲线 对 应 于 某 一 特定 的 工程 进度 计划 。 

香蕉 图 绘制 方法 同 S 形 曲线 ， 不 同 在 于 分 别 绘制 按 最 早 开 工时 间 和 最 迟 开工 时 间 的 
线 ， 两 条 曲线 形成 类 似 香 蕉 的 曲线 图 ， 如 图 6. 2 所 示 。 

S 形 曲线 必然 包括 在 香花 图 曲线 内 。 


6. 5.2 ”投资 偏差 的 分 析 




















1. 偏差 

在 项 目 实施 过 程 中 ， 由 于 各 种 因素 的 影响 ， 实 际 情况 往往 会 与 计划 出 现 偏差 ， 把 投资 
的 实际 值 与 计划 值 的 差异 称 为 投资 偏差 ， 把 实际 工程 进度 与 计划 工程 进度 的 差异 称 为 进度 
偏差 。 
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X 
图 6. 2 香蕉 图 < 
投资 偏差 二 已 完工 程 实际 投资 a (6. 18) 
进度 偏差 一 CR - 程 计划 时 间 (6.19) 
进度 偏差 也 可 表示 为 
进度 偏差 = ck. 己 完工 程 计划 投 次 《6.20) 
式 中 : 拟 完工 程 计划 投 资 一 一 按 原 进 A 内 容 的 计划 投资 。 


WOE Oe 


拟 完工 程 计划 投资 是 指 计划 进度 下 的 计划 we 着 完工 程 计划 投资 是 指 “ 实 际 进 
度 下 的 计划 投资 "已 程 实际 投资 是 指 度 下 的 实际 投资 "。 


am < ne we wim 


) 世纪 
级 。 了 


某 工作 计划 完成 工作 量 200m”， 计 划 进 度 20m*/ 天 ， 计划 投资 10 元 /m*， 到 第 4 天 实际 完成 
90m*， 实 际 投 资 1 000 元 。 计 划 完 成 20X4 一 80(m?)， 则 
拟 完 工程 计划 投资 一 80X10 一 800( 元 ) 
已 完工 程 计划 投资 一 90X10 一 900( 元 ) 
已 完工 程 实际 投资 : 1 000( 元 ) 
投资 偏差 二 1 000 一 900 二 100( 元 ) 
进度 偏差 二 800 一 900 一 一 100( 元 ) 
其 中 : 进度 偏差 为 正 表示 工程 拖延 ， 为 负 表 示 工 期 提前 ; 投资 偏差 为 正 表示 投资 增加 ， 为 负 表 示 投 
资 节 约 。 


2. 偏差 分 析 


常用 的 偏差 分 析 方 法 有 横道 图 分 析 法 、 时 标 网 络 图 法 、 表 格 法 、 曲 线 法 。 

1) 横道 图 分 析 法 

在 实际 工程 中 ， 有 时 需要 在 根据 拟 完工 程 计 划 投资 和 已 完工 程 实际 投资 确定 已 完工 程 
计划 投资 后 ， 再 确定 投资 偏差 、 进 度 偏差 。 
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ed 应 膨 察 例 6-)3 


某 计划 进度 与 实际 进度 横道 图 如 图 6. 3 所 示 ， 图 中 粗 实 线 表示 计划 进度 (上方 的 数据 表示 每 周 
计划 投资 )， 粗 虚线 表示 实际 进度 (上 方 的 数据 表示 每 周 实际 投资 )， 假 定 各 分 项 工程 每 周 计划 完成 
的 工程 量 相等 。 


Cole wl ws |e | ew | | 


于 




















图 6.3 某 计 划 进 度 与 实际 进度 横道 图 

解 : 由 横道 图 知 拟 完 工程 计划 投资 和 已 完工 程 实际 投资 ， 首 先 求 已 完工 程 计划 投资 。 已 完工 程 
计划 投资 的 进度 应 与 已 完工 程 实际 投资 一 致 ， 在 图 6. 3 画 出 进度 线 的 位 置 如 细 虚 线 所 示 ， 其 投资 总 
额 应 与 计划 投资 总 额 相 同 。 例 : D 分 项 工程 ， 进 度 线 同 已 完 的 实际 进度 7 至 11 周 ， 拟 完工 程 计划 投 
资 ，4X5 一 20( 万 元 )， 已 完工 程 计划 投资 为 20 二 5 一 4( 万 元 / 周 ) ， 如 图 6. 3 中 虚线 ， 其 余 类 推 。 

根据 上 述 分 析 ， 将 每 周 的 拟 完工 程 计划 投资 、 已 完工 程 计划 投资 、 已 完工 程 实际 投资 进行 统计 
见 表 6 一 10。 

由 表 6 一 10 可 以 求 出 每 周 的 投资 偏差 和 进度 偏差 相关 计算 如 下 。 

第 6 周 周末 ， 投 资 偏差 一 已 完工 程 实际 投资 一 已 完工 程 计划 投资 一 39 一 40 一 一 1( 万 元 ) 

说 明 节约 1 万 元 。 

进度 偏差 二 拟 完工 程 计划 投资 一 已 完工 程 计划 投资 二 67 一 40 一 27( 万 元 ) 

说 明 进 度 拖 后 超支 27 万 元 。 
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表 6-10 每 周 投资 数据 统计 (单位 : 万 元 ) 









项 目 








每 周 拟 完工 程 计划 投资 5 | | | 站 豫 :1 鸡 | 六 | 3 
累计 拟 完工 程 计划 投资 
每 周 已 完工 程 实际 投资 
累计 已 完工 程 实际 投资 | 5 10 | 19 23 | 27|39|54| 65 |76 |84|92 | 95 
每 周 已 完工 程 计划 投资 























累计 已 完工 程 计划 
































2) 时 标 网 络 图 法 从 

双 代 号 网 络 图 以 水平 时 间 举 标 尺度 才 示 工作 上 时间， 时 这 的 时 间 单 位 要 据 需 要 可 以 有 
天 、 周 、 月 等 。 时 标 网 络 计划 中 ， 实 箭 线 表示 工作 ， 实生 线 的 长 度 夫 示 工作 持续 时 间 ， 虚 
箭 线 表示 虚 工 作 ， 波 浪 线 表示 工作 与 其 今后 工作 的 时 间 间隔 。 


Bran 了 oy 


某 工程 的 早 时 标 网 络 图 如 图 6.4 所 和 未 ,> 工程 进展 到 第 5、 第 JI _ 第 15 个 月 月 底 时 ,分 别 检查 了 
Pd 相应 绘制 了 3 条 前 锋线 了 观 图 6， 4 中 的 点 画 线 。 ) 分 梳 第 5 个 月 和 第 10 个 月 月 底 的 投资 偏 

、 进 度 偏差， 并 根据 第 5 外 月: 第 10 人 月 的 实际 进度 前 引线 分 析 工程 进度 情况 ， 此 工程 每 月 投资 
rt A 、 SS 











ed 









































图 6. 4 某 工程 的 时 标 网 络 图 
第 5 个 月 月 底 : 已 完工 程 计 划 投 资 一 2X5 十 3X3 十 4X2 十 3 一 30( 万 元 ) 
投资 偏差 二 已 完工 程 实际 投资 一 已 完工 程 计划 投资 二 45 一 30 一 15( 万 元 ) 
说 明 投资 增加 15 万 元 。 
进度 偏差 一 拟 完工 程 计划 投资 一 已 完工 程 计 划 投 资 一 40 一 30 一 10( 万 元 ) 
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月 1 15 
累计 拟 完工 
了 5 118 
程 计 划 投 资 
计 已 完工 
bad 5 |15|25|35|45|53|61|69|77|85 | 94 | 103 |112 | 116 | 120 
投资 





说 明 进 度 拖 延 超支 10 万 元 。 
第 10 个 月 ; 已 完工 程 计划 投 资 二 5X2 十 3X6 十 4X6 十 3X4 十 1 十 6X4 十 3X3 一 98( 万 元 ) 
投资 偏差 二 已 完工 程 实际 投资 一 已 完工 程 计划 投资 二 85 一 98 二 一 13( 万 元 ) 
说 明 投资 节约 13 万 元 。 

进度 偏差 一 拟 完工 程 计划 投资 一 已 完工 程 计划 投资 一 90 一 98' 志 一 8( 万 元 ) 
说 明 进 度 提前 8 万 元 。 /OY 
表格 法 偏差 分 析 见 表 6 - 12。 ER 

表 6- 12 表格 法 偏差 分 析 [ 单 位 : 万 元 ) 











《XK 
SANN 
A 





















































序号 SA 

(1) 项 目 编码 AN 011 012 013 
(2) 项 目 名 称 \X 和 土方 工程 “| 、 打 桩 工程 基础 工程 
(3) 计划 单价 ww X 
(4) “各 完工 程 基 a 
(5)=(3)X(4) 到 小 _ 拟 完工 程 计划 投资 , 半 -| >》 50 66 80 

SS 人 二 十 
(6) NA 已 完工 程 量 六 
(7)= 一 (6)X(4X 已 完工 程 计划 投资 60 100 60 
(8) 实际 单价 
(9)=(6) Xx(8) 已 完工 程 实际 投资 70 80 80 
(10)=(9)—(7) 投资 偏差 10 一 20 20 
(11) 王 (5) 一 (7) 进度 偏差 -0 一 34 20 

4) 曲线 法 











曲线 法 是 用 投资 时 间 曲 线 CS 形 曲 线 ) 进 行 分 析 的 一 种 方法 ， 通 常 有 3 条 曲线 ， 即 已 完 
工程 实际 投资 曲线 、 已 完工 程 计 划 投资 、 拟 完工 在 计划 投资 曲线 。 如 图 6. 5 所 示 ， 已 完 实 
际 投资 与 已 完 计 划 投 资 两 条 曲线 之 间 的 竖 向 距离 表示 投资 偏差 ， 拟 完 计 划 投资 与 已 完 计 划 
投资 曲线 之 间 的 水 平 距离 表示 进度 偏差 。 


6. 5. 3 ”投资 偏差 产生 的 原因 及 纠正 措施 


























1. 引起 投资 偏差 的 原因 
(1) 客观 原因 。 包 括 人 工 、 材 料 费 涨 价 、 自 然 条 件 变化 、 国 家 政策 法 规 变 化 等 。 
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费用 


有 曲线 q 一 一 已 完工 程 实际 投资 
曲线 p 一 一 拟 完工 程 计划 投资 
曲线 c 一 一 已 完工 程 计 划 投 资 





E 可， 
检查 点 < 
图 6.5 曲线 法 偏 基 分析- SS 
(2) 业主 原因 。 投 资 规划 不 当 、 人 人 多 亚 主 原因 变更 工程、 业主 未 及 时 




















付款 等 。 
(3) 设计 原因 。 设 计 错误 、 设 计 变 更 、 -庆生 变更 等 
DL OE 
客观 原因 是 无 法 避免 的 ， 宇和 的 关内 洋人 纠偏 的 主要 对 象 是 由 
于 业主 和 设计 原因 和 上 的 投资 信 基 。 XI 
TTT mie mg PT 
(4) 施工 原因 2 :交工 组 织 设计 不 合理,) 质 全 和 
2 信 差 类 并 》 分 
偏差 分 为 种 形式 。 


G) 投资 增加 且 工 期 拖延 。 这 种 类 型 是 纠正 偏差 的 主要 对 象 

(2) 投资 增加 但 工期 提前 。 这 种 情况 下 要 适当 考虑 工期 提前 带 来 的 效益 ; 如果 增加 的 
资金 值 超过 增加 的 效益 时 ， 要 采取 纠偏 措施 ， 若 这 种 收益 与 增加 的 投资 大 致 相当 甚至 高 于 
投资 增加 额 ， 则 未 必需 要 采取 纠偏 措施 。 

(3) 工期 拖延 但 投资 节约 。 这 种 情况 下 是 否 采取 纠偏 措施 要 根据 实际 需要 。 

(4) 工期 提前 且 投 资 节约 。 这 种 情况 是 最 理想 的 ， 不 需要 采取 任何 纠偏 措施 。 

3， 纠偏 措施 


通常 把 纠偏 措施 分 为 组 织 措施 、 经 济 措施 、 技 术 措施 、 合 同 措施 。 

(1) 组 织 措施 。 是 指 从 投资 控制 的 组 织 管理 方面 采取 的 措施 。 例 如 ， 落 实 投资 控制 的 
ee 明确 各 级 投资 控制 人 员 的 任务 、 职 能 分 工 、 权 利和 责任 ,改善 投资 控制 
工作 流程 等 。 组 织 措施 是 其 他 措施 的 前 提 和 保障 。 

(2) Ce 经 济 措施 不 能 只 理解 为 审核 工程 量 及 相应 支付 价款 ， 应 从 全 局 出 发 来 
考虑 ， 如 检查 投资 目标 分 解 的 合理 性 ， 资 金 使 用 计划 的 保障 性 ， 施工 进度 计划 的 协调 性 。 
另外 ， 通 过 偏差 分 析 和 未 完工 程 预测 可 以 发 现 潜在 的 问题 ， 及 时 采取 预防 措施 ， 从 而 取得 
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造价 控制 的 主动 权 。 

(3) 技术 措施 。 不 同 的 技术 措施 往往 会 有 不 同 的 经 济 效果 。 运 用 技术 措施 纠偏 ， 对 不 
同 的 技术 方案 进行 技术 经 济 分 析 后 加 以 选择 。 

(4) 合同 措施 。 合 用 措施 在 纠偏 方面 指 索赔 管理 。 在 施工 过 程 中 ， 索 赔 事 件 的 发 生 是 
难免 的 ， 发 生 索 赔 事件 后 要 认真 审查 索赔 依据 是 否 符合 合同 规定 ， 计 算是 否 合理 等 。 


© OE 


处 理 资金 使 用 计划 的 编制 和 应 用 的 主要 注意 事项 如 下 。 

(1) 施工 阶段 资金 使 用 计划 的 编制 方法 。 

(2) 施工 阶段 投资 偏差 分 析 中 应 注意 拟 完工 程 计划 投资 、 已 完工 程 计划 投资 和 已 完工 
程 实际 投资 。 

(9) 省 用 信 关 分 析 的 方法 有 ， 模 和 图 、 时 标 风 络 图 、 表 格 肖 六 线 法 。 

(4) 产生 投资 偏差 的 原因 : 客观 原因 、 业 主 原因 、 设 计 原 因 和 施工 原因 。 

(5) 纠 仿 的 控制 靖 施 ， 组 织 措施 、 经 济 措 施 、 技 术 措 放 合同 措施 。 
i et 
-AN 
位 RS 

“综合 应 用 案例 6 一 NV 

QO 

【案例 概况 】 \\ 

某 海滨 城市 为 发 展 旅游 业 ， _ 妈 批 并 光 一 座 三 星 级 大 i 日 分 
Ce ee 


























施工 合同 。 

合同 约定 主体 建筑 程 于 2004 年 11 月 ne 竣工 日 期 为 2006 年 4 月 25 日 。 因 主体 
工程 与 装饰 工程 次 别 刘 两 个 独立 的 合同 ， 由 两 从 承包 商 分 别 承建 ， 为 了 保证 工期 ， 当 事 人 约定 : 主 
体 建筑 工程 与 装饰 工程 施工 采取 立体 交叉 作业 ， 即 主体 完成 3 层 ， 装 饰 工程 承包 者 立即 进入 装饰 作 
业 。 为 保证 装饰 工程 达到 三 星 级 水 平 ， 业 主 委托 监理 公司 实施 “装饰 工程 监理 ”。 

在 工程 施工 过 程 中 ， 甲 方 要 求 乙方 将 竣工 日 期 提前 至 2006 年 3 月 8 日， 双方 协商 修订 施工 方案 
后 达成 协议 。 大 酒店 于 2006 年 3 月 10 日 剪彩 开业 。 

2008 年 8 月 1 日 ， 乙 方 因 甲 方 少 付 工程 球 向 法 院 提起 诉讼 。 乙 方 诉 称 : 甲 方 于 2006 年 3 月 8 日 
签发 了 竣工 验收 报告 ， 并 已 开张 营业 ， 至 今 已 达 2 年 有 余 。 但 在 结算 工程 款 时 ， 甲 方 本 应 付 工程 总 
价款 1 600 万 元 人 民 币 ， 但 只 付 了 1 400 万 元 人 民 币 。 特 请 求法 庭 判决 被 告 ( 甲 方 ) 支 付 剩余 的 200 万 
元 及 其 在 拖延 期 间 的 利息 。 

2008 年 10 月 10 日 庭审 中 ， 甲 方 辩 称 : 乙方 主体 建筑 工程 施工 质量 有 问题 ， 如 大 堂 、 电 梯 间 门 
洞 、 大 厅 墙 面 、 游 泳池 等 主体 施工 质量 不 合格 ， 因 此 装饰 商 应 该 进行 返工 ， 并 提出 索赔 ， 经 监理 工 
程 师 签 字 报 业主 代表 认可 ， 共 需 支 付 20 万 美元 ， 折 合 人 民 币 125 万 元 ， 此 项 费用 应 由 乙方 承担 。 另 
外 还 有 其 他 质量 问题 ， 并 因此 造成 客房 、 机 房 设备 、 设 施 损 失 共 计 人 民 币 75 万 元 。 两 项 共计 损失 
200 万 元 人 民 币 ， 应 从 总 工程 款 中 扣除 ， 故 支付 乙方 主体 工程 款 总 额 为 1 400 万 元 人 民 币 。 

乙方 辩 称 : 甲 方 称 工程 主体 不 合格 不 属实 ， 并 向 法 庭 呈 交 了 业主 及 有 关 方 面 俭 字 的 合格 竣工 验 
收报 告 及 业主 致 乙方 的 感谢 信 等 证 据 。 

甲 方 又 辩 称 : 竣工 验收 报告 及 感谢 信 ， 是 在 乙方 法 定 代表 人 宴请 我 方 ( 甲 方 ) 时 ， 提 出 了 为 企业 
晋级 的 情况 下 ， 我 方 代表 才 签 的 字 。 此 外 ， 甲 方 代理 人 又 向 法 庭 呈 交 业 主 向 日 本 某 装饰 工程 公司 提 
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出 的 索赔 20 万 美元 (经 监理 工程 师 和 业主 代表 签字 ) 的 清单 56 件 。 

乙方 再 辩 称 ， 甲 方 代表 发 言 纯 属 戏 言 ， 怎 能 以 签署 竣工 验收 报告 为 儿戏 ， 请 求法 庭 以 文字 为 证 。 

乙方 又 指出 : 甲 方 委托 的 监理 工程 师 监 理 的 装饰 合同 ,支付 给 装饰 公司 的 费用 凭单 ， 并 无 我 方 
(乙方 ) 代 表 的 签字 认可 ， 因 此 不 承担 责任 。 

乙方 最 后 请 求法 庭 关注 ， 甲 方 从 未 向 乙方 提出 过 工程 存在 质量 问题 。 

(1) 乙方 和 甲 方 之 间 的 合同 是 否 有 效 ? 

(2) 主体 工程 施工 质量 不 合格 时 ， 业 主 应 采取 哪些 正当 措施 ? 

(3) 装饰 合同 执行 中 的 索赔 ， 是 否 对 乙方 具有 约束 力 ? 怎样 才 具 有 约束 力 ? 

(4) 该 项 工程 竣工 结算 中 ， 甲 方 从 未 向 乙方 提出 质量 问题 ， 直 至 乙方 于 2008 年 8 月 1 日 向 人 民 
法 院 提出 诉讼 后 ， 甲 方 在 答辩 中 才 提 出 质量 问题 ， 对 此 是 否 应 依法 给 予 保护 。 

分 析 要 点 如 下 。 _ 

该 案例 主要 考核 如 何 依法 进行 建设 工程 合同 纠纷 的 处 理 。 该 案例 全 人 《合同 
法 》、《 建 设 工程 施工 合同 (示范 文本 )》、 ez 例 的 分 析 要 求 熟悉 相应 


的 法 律 及 法 规 条 款 。 

【案例 解析 ] a 

问题 (1)， 合 同 双方 当事人 符合 建筑 工程 施工 合同 坟 依 资格 的 要 求 ， 并 且 合同 内 容 合法 ， 所 以 乙 
方 和 甲 方 之 间 的 合同 有 效 。 RA 


间 题 (2): 根据 《建筑 工程 质量 管理 条 例 少 的 网 ， 业 主 应 及 时 通知 承包 商 进行 修理 。 承 包 商 在 
接 到 修理 通知 2 周 内 到 达 现场 。 ih ， 业 主 应 再 次 通知 承包 商 ， 承包 商 自 接 到 再 次 通 
知 书 1 周 内 仍 不 能 到 达 的 ， 业 主 可 委托 其 他 位 或 个 修理， 上 费用 由 承包 商 承 担 。 

问题 (3): 根据 《建设 工程 施 王 合 同 (示范 文本 )》 的 规定 忆 业 主 应 在 索赔 事件 发 生 28 天 内 向 承 
包 商 发 出 索赔 通知 ， 和 否则 人 中 装饰 工程 的 索赔 对 承包 商 无 约 


来 力 。 , 所 一 

SEE 
的 诉讼 时 效 为 笔 ， 有 当事人 知道 或 应 当知 道 税利 被 分 害 时 算 起 。 本 案例 业主 一 直 未 就 质量 问题 提 
出 异议 ， 直 至 2098 年 10 月 10 日 庭审 ， 所 以 不 予 保护 。 


忆 
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【案例 概况 】 

某 建设 工程 是 外 资 项 目 ， 业 主 与 承包 商 按照 《FIDIC 合同 条 件 》 签 订 了 施工 合同 。 施 工 合 同 
《专用 条 件 》 规 定 : 钢材 、 木 材 、 水 泥 由 业主 供 货 到 现场 仓库 ， 其 他 材料 由 承包 商 自 行 采购 。 

当 工程 施工 至 第 5 层 框 架 柱 钢筋 绑扎 时 ， 业 主 提供 的 钢筋 未 到 使 该 项 作业 从 2011 年 10 月 3 日 
至 10 月 16 日 停工 (该 项 作业 的 总 时 差 为 零 ) 。 

10 月 7 日 至 10 月 9 日 因 停电 、 停 水 使 第 3 层 的 砌 砖 停 工 (该 项 作业 的 总 时 差 为 4 天)。 

10 月 14 日 至 10 月 17 日 因 砂 浆 搅拌 机 发 生 故 障 使 第 1 层 抹 灰 延 退 开工 (该 项 作业 的 总 时 差 
为 4 天 )。 

为 此 ， 承 包 商 于 10 月 18 日 向 工程 师 提交 了 一 份 索赔 意向 书 ， 并 于 10 月 25 日 送 交 了 一 份 工期 、 
费用 索赔 计算 书 和 索赔 依据 的 详细 材料 。 其 计算 书 如 下 。 

1. 工期 索赔 

(1) 框架 柱 扎 筋 10 月 3 日 至 10 月 16 日 停工 : 计 14 天 。 

(2) 砌 砖 10 月 7 日 至 10 月 9 日 停工 : 计 3 天 。 
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(3) 抹 灰 10 月 14 日 至 10 月 17 日 遂 开 工 : 计 3 天 。 
总 计 请 求 展 延 工程 。20 天 。 

2. 费用 索赔 

(1) 帘 工 机 械 设备 费 如 下 。 

1 台 塔 式 起 重 机 : 14X234 一 3 276( 元 ) 
1 台 混凝土 搅拌 机 : 14X55 一 770( 元 ) 
1 台 砂 浆 搅拌 机 : 6X24 二 144( 元 ) 
小 计 : 4 190 元 

(2) 富 工 人工 费 如 下 。 

支 模 ; 9 873. 50( 元 ) 

瑾 砖 ; 30X20.15X3 一 1 813. 50( 元 ) 


抹 灰 : 35X20.15X3 一 2 115. 75( 元 ) 入 
小 计 ; 13 802.75 元 J 全 

(3) 保函 费 延 期 补偿 490 元 忆 

(4) 管理 费 增加 ， 18 066. 25 元 

(5) 利润 损失 (4 190 十 13 802. 75 十 490 十 18 066.: a 一 1 827.45( 元 ) 
经 济 索赔 合计 ， 38 376. 45 元 NS 

问题 ， "> 


(1) 承包 商 提 出 的 工期 索赔 是 否 正确 Mt 的 工期 索赔 为 多 少 天 ? 

(2) 假定 经 双方 协商 一 致 ， os Na 索赔 按 台 班 单 价 的 65% 计 算 ; 考虑 对 窝 工人 工 应 合 
理 安排 工人 从 事 其 他 作业 后 的 降 效 栅 闫 a 0 元 计算 ; 保函 费 计算 方式 合 
理 ; 管理 费 、 利 润 损失 不 予 补偿 5 入 二 定 经 济 过 由， x 


【案例 解析 】 

该 案例 主要 考核 工程 过 成 立 的 条 件 与 过 分 ， 工 期 索赔 、 费 用 索赔 计算 与 审核 。 分 
析 该 案例 时 ， 要 注意 网 络 计划 关键 线路 ， 工 -加 自由 时 差 的 概念 及 对 工期 的 影响 ， 因 非 承 
hee ev phot 


问题 (1): 承包 商 提出 的 工期 索赔 不 正确 。 

@ 框架 柱 钢筋 绑扎 停工 14 天 ， 应 予 工程 补偿 。 这 是 由 于 业主 原因 造成 的 ， 且 该 项 作业 位 于 关键 
路 线 上 。 

@@ 砌 砖 停工 ， 不 予 工期 补偿 。 因 为 该 项 停工 虽 属 于 业主 原因 造成 的 ， 但 该 项 作业 不 在 关键 线路 
上 ， 且 未 超过 工作 总 时 差 。 

@ 抹 灰 停工 ， 不 予 工期 补偿 ， 因 为 该 项 停工 属于 承包 商 自 身 原因 造成 的 。 

同意 工期 补偿 :14 十 0 十 0 一 14( 天 ) 

问题 (2): 经 济 索赔 审定 如 下 。 

@ 窝 工 机 械 费 方 面 。 

塔 郧 1 台 ， 14X234X65% 二 2 129.4( 元 )( 按 惯例 闲置 机 械 只 应 计 取 折 旧 费 ) 

混凝土 搅拌 机 1 台 : 14X55X65% 一 500. 5( 元 )( 按 惯例 闲置 机 械 只 应 计 取 折旧 费 ) 

砂浆 搅拌 机 : 3X24X65% 二 46. 8( 元 ) (停电 闲置 可 按 折旧 计 取 ) 

因 故 障 砂浆 搅拌 机 停机 3 天 应 由 承包 商 自行 负责 损失 ， 故 不 予 补偿 。 

小 计 : 2 129.4 十 500. 5 十 46. 8 一 2 676. 7( 元 ) 

加 窝 工人 工 费 方面 。 

扎 筋 窝 工 : 35X10X14 一 4 900( 元 )( 业 主 原因 造成 ， 但 窟 工 工人 已 做 其 他 工作 ， 所 以 只 补偿 工 
效 差 ) 
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砌 砖 窜 工 :30X10X3 一 900( 元 )( 业 主 原 因 造 成 ， 只 考虑 降 效 费 用 ) 
抹 灰 窝 工 : 不 应 予以 补偿 ， 因 是 承包 商 责 任 。 

小 计 : 4 900 十 900 一 5 800( 元 ) 

@ 保函 费 补 偿 方 面 。 

保函 费 补偿 共计 345 元 。 

@ 管理 费 增 加 方面 。 

一 般 不 予 补 偿 。 

回 利润 补偿 方面 。 

通常 因 暂时 停工 不 予 补偿 利润 损失 。 

经 济 补偿 合计 : 2 676. 7 十 5 800 十 345 一 8 821. 70( 元 ) 
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【案例 概况 】 

EE pat tment ont i tn 
定 如 下 。 SN\ 

工人 从 的 加 %， 二 村 

(2) 保留 多 为 合同 价 的 5%， 从 第 一 1 每 月 按 实际 完成 工程 量 价款 的 10 中 扣留 

(3) 业主 提供 的 村 料 和 设备 在 发 生 当月 抱 江 程 寺中 扣 回 。 、。 


(4) 施工 中 发 生 经 确认 的 工程 变更 。， 当月 的 进度 寺中 子 这 

(5) 当 承 包 商 每 月 累计 实际 先 底 工 入 量 价款 少 于 果 计 谋划 完 汪 工程 量 价款 占 该 月 实际 完成 工程 
mane heh he 价 坟 的 16% 扣留 ， 该 扣留 项 当 承 包 商 赶 上 计划 
进度 时 退还 。 但 发 生 非 夭 包 原因 停止 时 ， 这 易 的 时 计 实 际 工程 量 从 亲近 每 停工 1 天 计 2.5 万 元 

(6) 车 发 OP RD i 0 A 
时 办 理 。 2 

在 施工 过 程 绅 3 月 份 由 于 业主 要 求 设计 变更 ， 工 期 延误 10 天 ， 共 增加 费用 25 万 元 ; 8 月 份 发 生 
台风 ， 停 工 7 天 ; 9 月 份 由 于 承包 商 的 质量 问题 ， 造 成 返工 ， 工 期 延误 13 天 ; 最 终 工程 于 11 月 底 完 
成 ， 实 际 施工 9 个 月 。 

经 工程 师 认定 的 承包 商 在 各 月 计划 和 实际 完成 的 工程 量 价款 及 由 业主 直 供 的 材料 、 设 备 的 价值 
见 表 6- 13， 表 中 未 计 入 由 于 工程 变更 等 原因 造成 的 工程 款 的 增 减 数额 。 


表 6-13 各 月 计划 和 实际 工程 量 价款 (单位 : 万 元 ) 
































问题 

(1) 备料 款 的 起 扣 点 是 多 少 ? 

(2) 工程 师 每 月 实际 签发 的 付款 凭证 金额 为 多 少 ? 

(3) 业主 实际 支付 多 少 ? 若 本 项 目的 建筑 安装 工程 业主 计划 投资 为 615 万 元 ， 则 投资 偏差 为 多 少 ? 
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【案例 解析 】 
(1) 备料 款 二 600X25% 二 150( 万 元 ) 


备料 款 起 扣 点 一 600 一 150/62. 5% 一 360( 万 元 ) 
(2) 每 月 累计 计划 与 实际 工程 量 价款 见 表 6 一 14。 


表 6-14 每 月 累计 计划 与 实际 工程 量 价款 (单位 : 万 元 ) 











计划 完成 工程 量 
累计 计划 完成 工程 量 140 | 240 | 310 
实际 完成 工程 量 | 30 70 | 90 | 85 
累计 实际 完成 工程 量 125 | 215 | 

投资 偏差 

















< 人 
;~ 
表 6-13 中 ，3 月 份 的 累计 实际 完成 工程 量 价款 ， 应 加 i 更 增加 的 25 万 元 ， 即 30 十 25 一 
55( 万 元 ) 4 


保修 金 总 额 ，600X5% 一 30( 万 元 ) 、-L 
各 月 签发 的 付款 任 证 金额 如 下 。 RN 


3 月 份 : SN <、 六 
应 签证 的 工程 款 为 30 十 25 汪 55( 廊 元 ) yy 议 
签发 付款 凭证 金额 ，55 一 306XTfo% 一 52( 万 元 ) xT 

4 月 份 : 让 








全 全 地 ==70 一 20 关 NY % 5 
多 证 70 4 18 一 70X10% 二 38( 万 元 ) 








5 月 份 : 人 
入 发 付款 凭证 金额 二 90 一 90X10% 一 21 一 90 X10% 二 51( 万 元 ) 
6 月 份 ; 
签发 付款 凭证 金额 二 85 一 85X10% 一 6 二 70. 5( 万 元 ) 。 
到 本 月 为 止 , 保留 金 共 扣 27.5 万 元 ， 下 月 还 需 扣 留 2.5 万 元 。 
7 月 份 ; 
签发 付款 凭证 金额 一 80 一 2. 5 一 24 一 80X10% 二 45. 5( 万 元 ) 
8 月 份 : 
累计 完成 合同 价 383 万 元 ， 扣 回 备料 诸 
签发 付款 凭证 金额 二 28 一 (383 一 360)X62.5% 二 13. 625( 万 元 ) 
9 月 份 
签发 付款 凭证 金额 一 90 一 90X62.5% 二 33.75( 万 元 ) 
10 月 份 : 
本 月 进度 赶 上 计划 进度 ， 应 返还 4 月 、5 月 、7 月 扣留 的 工程 款 
签发 付款 凭证 金额 二 85 一 85X62.5% 十 (70 十 90 十 80)X10% 一 55. 875( 万 元 ) 
11 月 份 : 
本 月 为 工程 延误 期 ， 按 合同 规定 ,设计 变更 ,承包 商 可 以 向 业主 索赔 延误 工期 10 天 ， 人 台风 为 不 
可 抗力 ， 业 主 不 赔偿 费用 损失 ,工期 顺延 7 天 ， 承 包 商 质 量 问 题 返 工 损失 ， 应 由 承包 商 承担 。 索 赔 
工期 10 十 7 二 17 天 ， 实 际 总 工期 9 个 月 ， 拖 延 了 13 天 ,罚款 13X600X0. 12%。 
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签发 付款 凭证 金额 二 42 一 42X62.5% 一 600X0.12%X13 二 一 6. 39( 万 元 ) 
(3) 本 项 目 业 主 实际 支出 为 : 600 十 25 一 600X0.12%X13 二 615. 64( 万 元 ) 
投资 偏差 二 615. 64 一 615 一 一 0. 64( 万 元 ) 


| 本国/ 小 加 一 一 


本 章 对 建设 工程 施工 阶段 工程 造价 管理 ， 进 行 了 较 详细 的 阐述 。 包 括 施工 阶段 特点 ， 
工程 变更 及 合同 价款 调整 、 工 程 索赔 及 建设 工程 价款 结算 ,资金 使 用 计划 的 编制 与 应 

施工 阶段 特点 有 : 施工 阶段 工作 量 最 大 ,施工 阶 段 投入 最 多 ， _ 施 工 阶段 持续 时 间 长 、 
动态 性 强 ， 施 工 阶段 是 形成 工程 建设 项 目 实体 的 阶段 ， 施 工 阶段 涉及 的 单位 数量 多 ， 施 工 
阶段 工程 信息 内 容 广泛 、 时 间 性 强 、 数 量 大 ， 人 

工程 变更 及 合同 价款 调整 有 : 工程 变更 的 分 类 、 工 处 理 程序 、 工 程 变更 价款 
的 确定 、《FIDIC 合同 条 件 》 下 的 工程 变更 。 / 

工程 索赔 及 建设 工程 价款 结算 有 : ihn, 工程 索赔 的 处 理 原则 和 
计算 。 人 


~ 《A IN 
全 XS 
， 推 荐 阅读 资料 NANNN 
> 2 
《工程 造价 管理 (第 2 版) 中 Ps 姬 晓 逻 ， 陆 萄 春 顷 菠 ， 武汉 大 学 出 版 储 ，2010. 3。 
《工程 经 济 与 管理 )， 汇 红 关 主编 ， 天 津 大 学 出 版 社 \2007-8。 
(工程 造价 计价 范 榨 制 。 尹 车 林 主 结 ， 中 国 计 划 潜 版 社 ，2011.7。 
《工程 造价 管理 产 > 夏 清 东 ， 刘 欣 主编 ， 科 学 出 版 社 ，2004. 6。 
(建筑 工 各 造价 管理 ), 雇 天 平 ， 何 永 其 主 名 ? 重庆 大 学 出 版 社 ，2003. 8。 


[| 贺 | | 图 | | ==== 




















Pr 





一 、 单 选 题 

1. 确定 工程 变更 价款 时 ， 若 合同 中 没有 类 似 和 适用 的 价格 ， 则 由 ( ) 。 

A. 承包 商 和 工程 师 提出 变更 价格 ， 业主 批准 执行 

B. 工程 师 提 出 变更 价格 , 业主 批准 执行 

C. 承包 商 提出 变更 价格 , 工程 师 批 准 执行 

D. 业主 提出 变更 价格 , 工程 师 批准 执行 

2. 某 市 建筑 工程 公司 承建 一 办 公 楼 ， 工 程 合同 价款 900 万 元 ，2012 年 2 月 签订 合同 ， 
2012 年 12 月 竣工 ，2012 年 2 月 的 造价 指数 100.04，2012 年 12 月 造价 指数 100. 36， 则 工 
程 价差 调整 额 为 ( ), 

A. 4.66 万 元 B. 2. 65 万 元 C. 3.02 万 元 D. 2. 88 万 元 

3. 对 于 工期 延误 而 引起 的 索赔 ， 在 计算 索赔 费用 时 ， 一 般 不 应 包括 ( Ys 
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A. 人 工 费 B. 工地 管理 费 C. 总 部 管理 费 D. 利润 
4. 当 索 赔 事 件 持续 进行 时 ,乙方 应 ( 。”)。 
A. 阶段 性 提出 索赔 报告 

B. 事件 终了 后 ， 一 次 性 提出 索赔 报告 
C 

D. 

5 








> 阶段 性 提出 索赔 意向 通知 ， 索 赔 终止 后 28 天 内 提出 最 终 索赔 报告 

， 视 影响 程度 ， 不 定期 地 提出 中 间 索 周报 告 

. 某 分 项 工程 ， 采 用 调 值 公式 法 结算 工程 价款 ， 原 合同 价 为 10 万 元 ， 其 中 人 工 费 占 
15%， 材 料 费 占 60%， 其 他 为 固定 费用 ,结算 时 材料 费 上 涨 20%， 人 工 费 上 涨 0%， 则 

















结算 的 工程 款 为 (。 )。 























A. 11 万 元 了 及 世 .35 万 元 5 D. 12 万 元 
6. 工程 师 进 行 投资 控制 ， 纠 偏 的 主要 对 象 为 ( 偏差 。 1 全 

A. 业主 原因 B. 物价 上 涨 原因 

C. 施工 原因 D. 客观 原因 、 

7. 在 纠偏 措施 中 ,合同 措施 主要 是 指 ( 。 )。 一 

A. 投资 管理 B. 施工 管理 SS 人 RE 和 管理 D. 索赔 管理 
二 、 多 选 是 1 

1. 在 《FIDIC 合同 条 件 》 下 ， TT )。 

A. 一 般 项 目 结算 bh B. 动员 预付 款 

C. 暂 定 金额 JI D 守旧 T 

E. 保留 金 

2. 在 《FIDIC A 下 ， 工程 结算 的 条件 是 )。 

A. 质量 合格 二 <~ > ye 

B. 符合 合同 条 件 ~ 

C. 变更 项 目 必须 有 造价 工程 师 的 变更 通知 

D. 变更 项 目 必须 有 工程 师 的 变更 通知 

E. 承包 商 的 工作 使 工程 师 满意 

3. 下 列 费 用 项 目 中 ， 哪 些 属于 施工 索 赠 费用 范畴 ? (  ) 

A. 人 工 费 B. 材料 费 

C. 分 包 费 用 D. 施工 企业 管理 费 

E. 建设 单位 管理 费 

4. 在 《FIDIC 合同 条 件 》 中 规定 ， 施 工 图 纸 拖 期 交付 时 ， 承 包 商 可 索赔 ( 。 )。 
A. 工期 B. 成 本 C. 利润 

D. 工期 和 利润 E. 成 本 和 利润 

5. 在 施工 中 出 现 非 承包 商 原因 的 窝 工 现象 ， 承 包 商 应 向 发 包 人 索赔 ( 。”)。 
A. 台 班 费 B. 台 班 折旧 费 和 设备 使 用 费 

C. 台 班 折旧 费 D. 台 班 租赁 费 

E. 台 班 租赁 费 和 设备 使 用 费 

6. 进度 偏差 可 以 表示 为 (。”)。 

A. 已 完工 程 计划 投资 一 已 完工 程 实际 投资 
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“S50000000e.。。 EEN 


NA 


拟 完工 程 计 划 投 资 一 已 完工 程 实际 投资 


, 已 完工 程 实际 投资 一 已 完工 程 计划 投资 
. 已 完工 程 实际 进度 一 已 完工 程 计划 进度 


三 、 简 答题 


卫 . 
C. 拟 完工 程 计 划 投 资 一 已 完工 程 计 划 投 资 
D. 
E 


1. 试 述 建设 工程 发 生变 更 后 ， 工 程 价款 如 何 调整 。 
2. 建设 工程 价款 索赔 的 程序 有 哪些 ? 





3. 什么 是 工程 价款 
4. 什么 是 投资 偏差 ? 
四 、 案 例题 


结算 ? 其 结算 方式 有 哪些 ? 


偏差 分 析 的 方法 有 哪些 ? 


某 项 工程 业主 与 承包 商 签订 了 施工 合同 ， 合 同 中 含有 两 个 于 项目 。 工程 量 清单 中 ， 
i003 四 作 卫 并 最为 230 相 押 人 生 仆人 工人 90 元 /ay 书 丰 
作 160 元 /ms: 。 


承包 合同 规定 如 下 。 





,六 二 


(1) 开工 前 业主 应 向 承包 商 支付 合同 价 2oy 洋人 


(2) 业主 自 第 1 个 月 


起 ， 从 承包 商 的 工程 款 中 ， 按 5% 的 比例 扣留 保修 人 金 。 


(3) 项 目 工程 实际 入 过 入 代 工 和 人 ond 可 进行 调价 ， 调 整 系数 
为 0.9。 
(4) 吉大 信 所 市 场 上 定价 作 调和 计算 。 


(5) 工程 师 签发 月 


xX 


、 


度 付款 最 低 金 额 为 25 万 元 \ 


(6) 预付 款 在 最 后 两 个 月 扣除 ， 每 月 扣 50%6 
承包 商 每 月 实际 完成 并 经 工程 师 和 证 而 大 的 工程 量 见 表 6-15。 


六 0> 15， 某 工程 每 月 实际 完成 并 经 工程 师 签证 确认 的 工程 量 (单位 : mi ) 











区 Te 
A 工作 500 800 800 600 
B 工 作 700 | 900 | 800 | 600 

问题 : 


1. 工作 预付 款 是 多 少 ? 


2. 每 月 工程 量 价款 、 


一 、 实 训 目 标 


为 提高 学 生 实践 能 力 ， 


工程 师 应 签证 的 工程 款 、 实 际 签发 的 付款 凭证 各 是 多 少 ? 


综合 实 训 


将 施工 阶段 的 工程 变更 、 工 程 索 赔 和 工程 价款 的 结算 转化 为 实 





际 操作 的 技能 ,学 生 应 以 我 国 《建设 工程 施工 合同 (示范 文本 )》 和 《FIDIC 合同 条 件 》 下 
所 要 求 工程 变更 、 工 程 索 赔 和 工程 价款 结算 条 件 为 依据 ， 锻 炼 处 理工 程 变更 、 工 程 索赔 和 
工程 价款 结算 的 实际 能 力 。 
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二 、 实 训 要 求 

(1) 编写 内 容 。 教 师 根据 教学 实际 需要 ， 指 导 学 生 处 理工 程 变更 、 工 程 索赔 和 编制 工 
程 价款 的 结算 。 

(2) 编制 要 求 。 教 师 可 以 将 本 部 分 实 训 教学 内 容 分 散 安 排 在 各 节 教 学 过 程 中 ， 也 可 以 
在 本 章 结束 后 统一 安排 。 教 师 要 指导 学 生 按照 教学 内 容 编写 ， 尽 量 做 到 规范 化 和 标准 化 。 
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建设 工程 竣工 验收 阶段 工程 
造价 控制 


了 解 竣工 决算 的 内 容 》 纺 工 财务 决算 报表 的 结构 ; 熟悉 该 工 决算 与 该 工 结算 
的 区 别 ; 掌握 新 增 固 啶 资产、 无 形 资产 尽 流 动 资产 、 其 他 资产 价值 的 确定 ; 掌握 
工程 保修 费用 的 处 理 原则 。 













了 解 竣 工 决算 的 概念 


竣工 决算 与 竣工 结算 | 20% 





掌握 旋 工 决算 与 竣工 结算 在 内 容 以 及 作用 方面 的 区 别 
熟悉 工程 新 增 固定 资产 价值 的 构成 ; 新 增 固定 资产 和 新 增 | 50w 
熟悉 新 增 无 形 资产 的 计价 原则 无 形 资产 的 价值 确定 , 


熟知 各 类 工程 保修 问题 的 处 理 原则 


-建设 工程 竣工 验收 阶段 工程 造价 和 和 NSS 


而 硒 

某 建设 单位 根据 建设 工程 的 竣工 及 交付 使 用 等 工程 完成 情况 ， 需 要 编制 建设 项 目 竣 工 
决算 。 建 设 单位 所 掌握 的 资料 包括 该 建设 项 目 著 建 过 程 中 决策 阶段 经 批准 的 可 行 性 研究 报 
告 、 投 资 估算 书 ; 设计 阶段 的 设计 概算 、 设 计 交 底 文件 ; 招 投标 阶段 的 标底 价格 、 开 标 、 
评 标的 相关 记录 文件 ; 施工 阶段 与 承包 方 所 签订 的 承包 合同 ， 以 及 施工 过 程 中 按照 工程 进 
度 与 承包 方 进行 的 工程 价款 的 结算 资料 、 工 程 师 签发 的 工程 变更 记录 单 、 工 程 竣 工 平 面 示 
意图 等 文件 。 

该 建设 单位 编制 建设 项 目 竣 工 决算 所 需要 的 资料 是 否 完备 ? 应 该 如 何 取得 、 管 理 编制 
竣工 决算 所 需 资料 ?竣工 决算 应 该 包括 哪些 内 容 ? 


71 设 工 天 算 

竣工 决算 是 以 实物 量 和 货币 指标 为 计量 单位 ， 综合 计 吕 工 项 目 内 筹建 开始 到 项 目 

工交 付 使 用 为 止 的 全 部 建设 费用 、 生 设 上 困 和 财务 和 的 总 结 作文 人 是 竣工 验收 报告 的 
重要 组 成 部 分 。 

7.1.1 ”竣工 决算 的 概念 NAN 


竣工 决算 是 建 设 工程 经 济 效益 的 全 面 反映， 中 天 目 法 大 核定 建设 工程 各 类 新 增资 产 价 
值 、 办 理 建设 项 目 交付 使 用 的 依据 

竣工 决算 对 建设 单位 而 言 具有 重要 作用 ， 具体 家 加 以下 几 个 方面 。 

(1) 总 结 性 。 i te td 便于 业主 掌 
握 工程 投资 金额 “一 

(2) 指导 性 却 首 过 对 滩 工 决算 与 概 代 、 预算 的 对 比分 析 ， 考 核 投资 控制 的 工作 成 
效 ， 总 结 经 验 教训 ， 积 累 技术 经 济 方面 的 基础 资料 ， 提 高 未 来 建设 工程 的 投资 效益 。 另 外 
还 是 业主 核定 各 类 新 增资 产 价值 和 办 理 其 交付 使 用 的 依据 。 

竣工 决算 不 同 于 竣工 结算 ， 区 别 在 于 以 下 几 个 方面 。 

(1) 编制 单位 。 竣 工 决算 由 建设 单位 的 财务 部 门 负责 编制 ,竣工 结算 由 施工 单位 的 巴 
算 部 门 负责 编制 。 

(2) 反映 内 容 。 竣 工 决算 是 建设 项 目 从 开始 筹建 到 竣工 交付 使 用 为 止 所 发 生 的 全 部 建 
设 费 用 ， 竣 工 结算 是 承包 方 承包 施工 的 建筑 安装 工程 的 全 部 费用 。 

(3) 性 质 。 竣 工 决算 反映 建设 单位 工程 的 投资 效益 ， 竣 工 结 算 反 映 施工 单位 完成 的 施 
工 产值 。 

(4) 作用 。 竣 工 决算 是 业主 办 理 交 付 、 验 收 、 各 类 新 增资 产 的 依据 ， 是 竣工 报告 的 重 
要 组 成 部 分 ; 竣工 结算 是 施工 单位 与 业主 办 理工 程 价款 结算 的 依据 ， 是 编制 竣工 决算 的 
要 资料 。 
0 

本 章 引 例 中 的 所 需 资料 是 完备 的 ， 建 设 工程 竣工 阶段 是 建设 项 目 从 筹建 到 该 工 验收 交 
付 使 用 的 最 后 阶段 ， 建 设 项 目 经 过 决策 阶段 、 设 计 阶 段 、 招 投标 阶段 、 施 工 阶段 直至 竣工 
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7.1.2 竣工 决算 的 内 容 


竣工 决算 是 建设 项 目 从 筹建 到 竣工 交付 使 用 为 止 所 发 生 的 全 部 建设 费用 。 为 了 全 面 反 
映 建设 工程 经 济 效益 ， 竣 工 决算 由 竣工 财务 决算 说 明 书 、 竣 工 财 务 决算 报表 、 竣 工 工程 平 
面 示意 图 、 工 程 造价 比较 分 析 四 部 分 组 成 。 前 两 个 部 分 又 称 之 为 工程 项 目 竣工 财务 决算 ， 
是 竣工 决算 的 核心 部 分 。 

1. 竣工 财务 决算 说 明 书 


有 时 也 称 为 竣工 决算 报告 情况 说 明 书 。 在 说 明 书 中 主要 反 虹 中 开工 各 建设 成 果 ， 是 竣 














工 财务 决算 的 组 成 部 分 ， 主 要 包括 以 下 内 容 。 (NA 
(1) 建设 项 目 概况 。 从 工程 进度 、 质 量 、 安 全 、 造价 和 施工 等 方面 进行 分 析 和 说 明 , 
(2) 资金 来 源 及 运用 的 财务 分 析 。 包括 工程 你 久 5 、 会 计 账 务 处 理 、 财 产物 资 情况 

以 及 债权 债务 的 清偿 情况 。 


(3) 建设 收入 、 资 金 结 余 以 及 结余 次 人 的 共 醒 处 理 情况 

(4) 主要 技术 经 济 指标 的 分 析 、 计算 情况 例如 ， 新 增生 产能 力 的 效益 分 析 等 

(5) 工程 项 目 管理 及 决算 中 存在 的 问题 ， 并 提出 建议 2 

(6) 需要 说 明 的 其 他 事项 7。、 ~ vw, WX 

2. 政工 财务 决算 报 妆 以 1 

根据 国家 时 政 部 印发 的 有 关 规 定 和 通知 宇和 工时 务 报表 应 按 大 、 中 型 工 
程 项 目 和 小 型 项 目 分 别 编制。 

(1) 大 、 中 型 项 目 需 填报 。 工程 项 目 没 工 财务 决算 审批 表 ， 大 、 中 型 项 目 概况 表 
大 、 中 型 项 目 竣工 财务 决算 表 ， 大 、 中 型 项 目 交付 使 用 资产 总 表 ， 工 程 项 目 交付 使 用 资产 
明细 表 。 

(2) 小 型 项 目 需 填报 。 工 程 项 目 竣工 财务 决算 审批 表 ( 同 大 、 中 型 项 目 )， 小 型 项 目 竣 
工 财务 决算 总 表 ， 工 程 项 目 交付 使 用 资产 明细 表 。 


大 、 中 型 项 目 竣 工 财务 决算 报表 中 大 中 型 项 目 概况 表 : 综合 反映 建成 的 大 中 型 项 目的 
基本 概况 ; 大 、 中 型 项 目 竣 工 财务 决算 报表 : 反应 竣工 的 大 、 中 型 项 目 全 部 投资 来 源 和 资 
金 占用 情况 ; 大 、 中 型 项 目 交 付 使 用 资产 总 表 : 反映 工程 项 目 建成 后 新 增 固定 资产 、 无 形 
资产 、 资 产 流动 和 其 他 资产 价值 ， 作 为 财产 交接 的 依据 ; 工程 项 目 交 付 使 用 资产 明细 表 : 
反映 交付 使 用 资产 及 其 价值 的 更 详细 的 情况 ， 是 交付 单位 办 理 资产 交接 的 依据 ， 也 是 接收 
单位 资产 入 账 的 依据 。 














3. 竣工 工程 平面 示意 图 
工程 项 目 竣工 图 是 真实 地 反映 各 种 地 上 和 地 下 建筑 物 、 构 筑 物 等 情况 的 技术 文件 ， 是 
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工程 进行 交工 验收 、 维 护 改建 和 扩建 的 依据 。 国 家 规定 对 于 各 项 新 建 、 扩 建 、 改 建 的 基本 
建设 工程 ， 特 别 是 基础 、 地 下 建筑 、 管 线 、 结 构 、 港 口 、 水 坝 、 桥 粱 、 井 埠 以 及 设备 安装 
等 隐蔽 部 位 ， 都 应 该 绘制 详细 的 竣工 平面 示意 图 。 为 了 提供 真实 可 靠 的 资料 ,在 施工 过 程 
中 应 做 好 这 些 隐蔽 工程 检查 记录 ,整理 好 设计 变更 文件 。 具 体 要求 有 以 下 几 方 面 。 
(1) 凡 按 图 竣工 未 发 生变 动 的 ， 由 施工 单位 在 原 施 工 图 上 加 盖 “ 竣 工 图 ”标志 后 ， 作 
为 竣工 图 。 
(2) 凡 在 施工 过 程 中 ， 虽 有 一 般 性 设计 变更 , 但 能 将 原 施工 图 加 以 修改 补充 作为 竣工 
图 的 ， 由 施工 单位 负责 在 原 施 工 图 上 注 明 修改 部 分 ， 并 附 以 设计 变更 通知 和 施工 说 明 ， 加 
标志 后 作为 竣工 图 。 
(3) 凡 结构 形式 发 生 改 变 、 施 工 工艺 发 生 改变 、 平 面 布置 发 生 改变 、 项 目 发 生 改 变 等 
重大 变化 ， ea 补充 时 ， 应 按 不 同 责 任 分 别 由 不 同 责任 单位 组 织 重 新 
绘制 竣工 图 ， 施 工 单位 负责 在 新 图 上 加 盖 “ 竣 工 图 ” 标志 ,并 附 以 有 关 记录 和 说 明 ， 作 为 
竣工 图 。 \%)\ 
4. 工程 造价 比较 分 析 


工程 造价 比较 应 侧重 主要 实物 工程 量 、 主要 省 消 本 以 及 建设 单位 管理 费 、 建 筑 
安装 工程 其 他 直接 费 、 现 场 经 费 和 间接 费 等 衣 面 的 分 析 。 对 比 整个 项 目的 总 概算 ， 然 后 再 
将 设备 、 工 器 具 购 置 费 、 建筑 安装 工程 痪 和 工程 建设 其 他 费用 ， 逐一 与 竣工 决算 财务 表 中 
所 提供 的 实际 数据 和 经 批准 的 概算 、 -预算 指标 、 人 以 确定 工 
程 项 目 总 造价 是 节约 还 是 超支 了 ，、” vw, xT 
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引 例 中 竣工 决 茵 包括 四 部 分 内 容 : 让 工时 务 沁 和 说明书 、 竣工 财务 决算 报表 、 访 工 工 
程 平面 示 意图 和 工程 寺 从 此 较 分 析 。 ~- 












































7.1. 3 ”竣工 决算 的 编制 


1. 竣工 决算 的 编制 依据 

(1) 经 批准 的 可 行 性 研究 报告 、 投 资 估算 书 、 初 步 设计 或 扩大 初步 设计 、 修 正 总 概 
算 、 施 工 图 设计 以 及 施工 图 预算 等 文件 。 

(2) 设计 交底 或 图 纸 会 审 纪要 。 

(3) 招 投标 标底 价格 、 承 包 合同 、 工 程 结算 等 有 关 资 料 。 

(4) 施工 纪录 、 施 工 签证 单 及 其 他 在 施工 过 程 中 的 有 关 费 用 记录 。 

(5) 竣工 平面 示意 图 、 竣 工 验收 资料 。 

(6) 历年 基本 建设 计划 、 历 年 财务 决算 及 批复 文件 。 

(7) 设备 、 材 料 调价 文件 和 调价 记录 。 

(8) 有 关 财 务 制度 及 其 他 相关 资料 。 

2. 竣工 决算 的 编制 步骤 

根据 国家 财政 部 有 关 的 通知 要 求 ， 竣 工 决算 的 编制 包括 以 下 几 步 。 
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(1) 收集 、 分 析 、 整 理 有 关 原 始 资料 。 为 了 保证 提供 资料 的 完整 性 、 全 面 性 ， 从 建设 
工程 开始 就 按照 编制 依据 的 要 求 收集 、 整 理 、 清 点 有 关 资 料 ， 包 括 所 有 的 技术 资料 、 工 料 
结算 的 经 济 文件 、 施 工 图 纸 、 施 工 纪 录 和 各 种 变更 与 签证 资料 、 财 产物 资 的 盘点 核实 、 债 
权 的 收回 及 债务 的 清偿 等 。 在 收集 、 整 理 原始 资料 中 ， 特 别 注意 对 建设 工程 容易 损坏 和 遗 
失 的 各 种 设备 、 材 料 、 工 器 具 ， 要 逐 项 实地 盘点 、 核 查 并 填 列 清单 ， 妥 善 保管 或 按照 国家 
有 关 规 定 处 理 ， 杜 绝 任意 侵占 和 挪用 。 

(2) 对 照 、 核 实 工程 变动 情况 ， 重 新 核实 各 单位 工程 、 单 项 工程 工程 造价 。 要 做 到 将 
竣工 资料 与 原 设 计 图 纸 进行 查 对 、 核 实 ， 如 有 必要 可 实地 测量 ， 确 认 实际 变更 情况 ;根据 
经 审定 后 的 施工 单位 竣工 结算 等 原始 资料 ， 按 照 有 关 规定 对 原 概 ( 预 ) 算 进行 增 减 调整 ， 重 
新 核定 建设 项 目 工程 造价 。 

(3) 如 实 反映 项 目 建设 有 关 成 本 费用 。 将 审定 后 的 设备 及 工 器 具 购 置 费 、 建 筑 安装 工 
程 费 工程 于 设 其 他 赛 用 ， 以 及 待 排 费用 等 格 划 分 和 核 训 仆人 记 人 相关 的 建设 成 本 
栏目 中 。 NS 

(4) 编制 建设 工程 竣工 财务 决算 说 明 书 。 ,六 }— 

(5) 编制 建设 工程 竣工 财务 决算 报表 。 SN 

(6) 做 好 工程 造价 对 比分 析 。 -TIX， 

(7) 整理 、 装 订 好 竣工 工程 平面 示意 图 ~、 

(8) 上报 宇 全 针 问 训 在 ， 批准 、 RN 厂 


en, 是 工 
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让 册 册 办 二 入 家， 应 过 车 BEyi 人 有 是 
(1) 资金 来 源 中 的 资本 金 与 资本 公积金 的 区 别 。 
(2) 项 目 资本 金 与 借入 资金 的 区 别 。 

8》 次 全 号 用 目的 交 仁 使 用 商 ) 与 床 丰 天 各 的 攻关 





























7.1.4 新 增资 产 价 值 的 确定 


建设 工程 竣工 投产 运营 后 ,建设 期 内 支出 的 投资 ,按照 国家 财务 制度 和 企业 会 计 准 
则 、 税 法 的 规定 ， 形 成 相应 的 资产 。 按 性 质 这 些 新 增资 产 可 分 为 固定 资产 、 无 形 资产 、 流 
动 资产 和 其 他 资产 4 类 。 


在 有 些 参 考 书 中 新 增资 产 还 包括 递 延 资产 。 递 延 资产 是 指 企业 不 能 将 其 支出 全 部 计 入 
当年 损益 ， 应 当 在 以 后 年 度 分 期 摊 销 的 各 项 费用 。 例 如 ,企业 租 入 固定 资产 的 改良 性 工程 
(如 为 延长 固定 资产 使 用 寿命 的 改装 、 翻 修 、 改 造 ) 支 出 等 。 


Tan 
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1. 新 增 固定 资产 

1) 新 增 固定 资产 价值 的 构成 

(1) 已 经 投入 生产 或 者 交付 使 用 的 建筑 安装 工程 价值 ， 主 要 包括 建筑 工程 费 、 安 装 工 
程 费 。 

(2) 达到 固定 资产 使 用 标准 的 设备 、 工 具 及 器 具 的 购置 费用 。 

(3) 预备 费 ， 主 要 包括 基本 预备 费 和 涨 价 预 备 费 。 

(4) 增加 固定 资产 价值 的 其 他 费用 ， 主 要 包括 建设 单位 管理 费 、 研 究 试验 费 、 设 计 勘 
察 费 、 工 程 监理 费 、 联 合 试 运转 费 、 引 进 技术 和 进口 设备 的 其 他 费用 等 。 

(5) 新 增 固定 资产 建设 期 间 的 融资 费用 ， 主 要 包括 建设 期 利息 和 其 他 相关 融资 费用 。 


@@@GBG@… A 


固定 资产 是 指 同时 具有 下 列 两 个 特征 的 有 形 资 产 : 为 和 商品 、 “提供 劳务 、 出 租 或 经 
管理 而 持 有 的 ， 使 用 寿命 超过 一 个 会 计 年 度 。 

固定 资产 确认 同时 满足 两 个 条 件 : 固定 资产 CT 该 固定 
六 的 训 末 赵 吉 而 千 地 计生 



















2) 新 增 固定 资产 价值 的 计算 

新 增加 定 交 产 价值 的 哺 定 是 以 能 弛 开发 近 生产 能 力 的 单项 工程 为 对 人 当 某 单项 工 
程 建成 ， 经 有 关 部 门 验收 合格 养 正式 交付 使 用 或 生产 时 - 即 可 确认 新 增 固 定 资产 价值 。 

新 增 固定 资产 价值 的 确定 原则 如 下 一 次 交付 生产 或 使 用 的 单项 工程 ， 应 一 次 计算 确 
定 新 增 辣 定 资 产 价值 ;分 半分 批 交付 生产 或 使 用 的 单项 工程， 应 分 期 分 批 计算 确定 新 增 
定 资产 价值 。 2 站 

在 确定 新 六 固定 资产 价值 时 要 注意 大 下 正和 情况 。 

(1) 对 于 为 了 旬 高 产品 质量 、 改 善 职工 劳动 条 件 、 节 约 材料 消耗 、 保 护 环境 等 建设 的 
附属 辅助 工程 ， 只 要 全 部 建成 ， 正 式 验收 合格 并 交付 使 用 后 ， 也 作为 新 增 固定 资产 确认 其 
价值 。 

(2) 对 于 单项 工程 中 虽 不 能 构成 生产 系统 ， 但 可 以 独立 发 挥 效益 的 非 生产 性 项 目 ， 例 
如 职工 住宅 、 职 工 食堂 、 幼 儿 园 、 医 务 所 等 生活 服务 网 点 ， 在 建成 、 验 收 合格 并 交付 使 用 
后 ， 应 确认 为 新 增 固定 资产 并 计算 资产 价值 。 

(3) 凡 企业 直接 购置 并 达到 固定 资产 使 用 标准 ， 不 需要 安装 的 设备 、 工 具 、 器 具 ， 应 
在 交付 使 用 后 确认 新 增 固定 资产 价值 ， 凡 企业 购置 并 达到 固定 资产 使 用 标准 ， 需 要 安装 的 
设备 、 工 具 、 器 具 ， 在 安装 完毕 交付 使 用 后 应 确认 新 增 固定 资产 价值 。 

(4) 属于 新 增 固定 资产 价值 的 其 他 投资 ， 应 随同 收益 工程 交付 使 用 时 一 并 计 入 。 

(5) 交付 使 用 资产 的 成 本 ， 按 下 列 内 容 确 定 。 

Q@ 房屋 建筑 物 、 管 道 、 线 路 等 固定 资产 的 成 本 包括 建筑 工程 成 本 和 应 由 各 项 工程 分 
挫 的 待 摊 费 用 。 

@ 生产 设备 和 动力 设备 等 固定 资产 的 成 本 包括 需要 安装 设备 的 采购 成 本 ( 即 设备 的 买 
价 和 支付 的 相关 税 费 ) 、 安 装 工 程 成 本 、 设 备 基 础 支柱 等 建筑 工程 成 本 ， 或 砌 筑 锅炉 及 各 
种 特殊 炉 的 建筑 工程 成 本 、 应 由 各 设备 分 挫 的 待 挫 费 用 。 
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@ 运输 设备 及 其 他 不 需要 安装 的 设备 、 工 具 、 器 具 等 固定 资产 一 般 仅 计算 采购 成 本 ， 
不 包括 待 摊 费 用 。 

(6) 共同 费用 的 分 挫 方 法 。 新 增 固定 资产 的 其 他 费用 ， 如 果 是 属于 整个 建设 项 目 或 两 
个 以 上 单项 工程 的 ， 在 计算 新 增 固定 资产 价值 时 ， 应 在 各 单项 工程 中 按 比 例 分 推 。 一 般 情 
况 下 ， 建 设 单位 管理 费 按 建筑 工程 、 安 装 工程 、 需 要 安装 设备 价值 占 价 值 总 额 的 一 定 比例 
分 扒 ， 而 土地 征用 费 、 勘 察 设计 费 等 费用 则 按 建筑 工程 造价 分 挫 。 


nen, , 















































【案例 概况 】 
某 工 业 建设 项 目 及 甲 车 间 的 建筑 工程 费 ， 安 装 工程 费 、 需 要 安装 襄 每 竟 、 建 设 单位 管理 费 、 寺 
地 征用 费 以 及 勘察 设计 费 见 表 7 一 1。 CK 


NNN 


表 7- 1 项 目 费用 表 ( 单 位 : 万 元 ) 



















项 目 土地 征用 费 | 勘察 设计 费 
甲 车 间 竣 工 决算 
项 目 竣工 决算 A 
、X\] 
要 求 : 计算 新 增 固定 资产 价值 。 NANN Na 
【案例 解析 】 ww S00 


甲 车 间 分 摊 建 设 单位 管理 费 兰 60 必 [500 +150 十 300)7 训 500 征 g00 十 1 000)] 一 17. 27( 万 元 ) 
甲 认 回 分 排 土地 征用 费 一 120X(C500 仆 500) 一 40( 万 元 ) 
转车 间 分 捧 勘 察 设计 费 二 40XC500/T 500) 一 13. 33( 万 元 ) 
四 车 加 新 增 国 海 资产 价 值 一 (500 +150 生 366) 十 (17. 27 十 40 十 13.33) 一 1 020. 6( 万 元 ) 
3) 确定 新 增 国定 资产 价值 的 作用 
(1) 能 够 如 实 反映 企业 固定 资产 价值 的 增 减 情况 ， 确 保 核 算 的 统一 、 准 确 性 。 
(2) 反映 一 定 范围 内 固定 资产 的 规模 与 生产 速度 。 
(3) 核算 企业 固定 资产 占用 金额 的 主要 参考 指标 。 
(4) 正确 计 提 固定 资产 折旧 的 重要 依据 。 
(5) 分 析 国 民 经 济 各 部 门 技术 构成 、 资 本 有 机 构成 变化 的 重要 资料 。 


[TO EOL 
资本 有 机 构成 是 指 由 资本 的 技术 构成 决定 ， 并 反映 技术 构成 变化 的 资本 价值 构成 。 





2. 新 增 无 形 资产 

1) 无 形 资产 的 定义 

无 形 资产 是 指 企业 拥有 或 控制 的 没有 实物 形态 的 可 辨认 非 货币 性 资产 。 无 形 资产 包 
括 : 专利 权 、 非 专利 技术 、 商 标 权 、 著 作 权 、 特 许 权 、 土 地 使 用 权 等 。 

2) 无 形 资产 的 内 容 

(1) 专利 权 。 是 指 国家 专利 主管 部 门 依法 授予 发 明 创 造 专 利 申请 人 对 其 发 明 在 法 定期 
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限 内 享有 的 专 有 权利 。 专 利 权 这 类 无 形 资产 的 特点 是 具有 独占 性 、 期 限 性 和 收益 性 。 

(2) 非 专利 技术 。 是 指 企业 在 生产 经 营 中 已 经 采用 的 、 仍 未 公开 的 、 享 有 法 律 保护 的 
各 种 实用 和 新 颖 的 生产 技术 与 技巧 等 。 非 专利 权 这 类 无 形 资产 的 特点 是 具有 经 济 性 、 动 态 
性 和 机 密 性 。 

(3) 商标 权 。 是 指 经 国家 工商 行政 管理 部 门 商标 局 批准 注册 ， 申 请 人 在 自己 生产 的 产 
品 或 商品 上 使 用 特定 的 名 称 、 图 案 的 权利 。 商 标 权 的 内 容 包括 两 个 方面 : 独占 使 用 权 和 禁 
止 使 用 权 。 

(4) 著作 权 。 是 指 国家 版 权 部 门 依法 授予 著作 者 或 者 文艺 作品 的 创作 者 和 出 版 商 在 一 
定期 限 内 发 表 、 制 作 发 行 其 作品 的 专 有 权利 ， 例 如 : 文学 作品 、 工 艺 美术 作品 、 音 乐舞 蹈 
作品 等 。 

(5) 特许 权 。 又 称 特许 经 营 权 ， 是 指 企业 通过 支付 费用 而 被 准许 在 一 定 区 域内 ， 以 一 
定 的 形式 生产 某 种 特定 产品 的 权利 。 这 种 权利 可 以 由 政府 机 构 授 予 ; 也 可 以 由 其 他 企业 、 
单位 授予 。 «ONS 

(6) 土地 使 用 权 。 是 指 国家 允许 某 企业 或 单位 在 注定 期 间 内 对 国家 土地 享有 开发 、 利 
用 、 经 营 等 权利 。 企业 根据 《中 华人 民 共和 国 起 镇 地 局 用 权 出 让 和 转让 特 行 条例 ) 的 规 
定向 政府 土地 管理 部 门 申请 土地 使 用 权 所 支付 的 土地 使 用 权 出 让 爹 ， 企 业 应 将 其 资本 化 
确认 为 无 形 资产 


@' 特 ) 出 |: 提 @-… mn > A es 


rt 该 无 形 
资产 的 成 本 能 饮 可 人 地 计量 ; 
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3) 企业 核算 新 增 pe 

(1) 企业 外 购 的 无 形 资产 。 其 价值 包括 购买 价款 、 相 关税 费 以 及 直接 归属 与 使 该 项 次 
产 达到 预定 用 途 所 发 生 的 其 他 支出 。 

(2) 投资 者 投入 的 无 形 资产 。 应 当 按照 投资 合同 或 协议 约定 的 价值 确定 ， 但 合同 或 协 
议 约定 价值 不 公允 的 除外 。 
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全 夺 价 信和 是 可 在 公司 奖 元 中 5 人 
(3) 企业 自 创 的 无 形 资 产 。 企 业 自 创 并 依法 确认 的 无 形 资 产 ， 应 按照 满足 无 形 资产 确 
认 条 件 后 至 达到 预定 用 途 前 所 发 生 的 实际 支出 确认 。 

(4) 企业 接收 捐赠 的 无 形 资产 。 按 照 有 关 和 凭证 所 记 人 金额 作为 确认 基础 ， 若 捐赠 方 未 能 
提供 结算 凭证 ， 则 按照 市 场 上 同类 或 类 似 资产 价值 确认 。 

3. 新 增 流动 资产 

依据 投资 概算 拨付 的 项 目 铺底 流动 资金 ， 由 建设 单位 直接 移交 使 用 单位 。 企 业 流动 资 
产 一 般 包括 以 下 内 容 : 货币 资金 ， 主 要 包括 库存 现金 、 银 行 存款 、 其 他 货币 资金 ， 原 材 
料 、 库 存 商 品 ; 未 达到 固定 资产 使 用 标准 的 工具 和 器 具 的 购置 费用 。 企 业 应 按照 其 实际 价 
值 确 认 流 动 资产 。 
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其 他 货币 资金 按 其 用 途 可 以 划分 为 :外埠 存 款 、 银 行 汇票 存款 、 银 行 本 票 在 款 、 在 途 






应 收 和 预付 款项 ， 一 般 情况 下 按 应 收 和 预付 款项 的 企业 销售 商品 或 提供 劳务 时 的 实际 
交易 金额 或 合同 约定 金额 确认 流动 资产 。 


He 


4. 新 增 其 他 资产 


其 他 资产 是 指 除 固定 资产 、 无 形 资产 、 流 动 资产 以 外 的 其 他 资产 。 形 成 其 他 资产 原 值 
的 费用 主要 由 生产 准备 费 ( 包 含 职工 提前 进 广 费 和 劳动 培训 费 )、 农 业 开荒 费 和 样品 样机 购 
管 费 等 费用 构成 。 i i i 


ONC To 


关于 新 增资 产 的 划分 ， 要 注意 以 下 两 点 。 

(1) 理解 各 类 资产 的 概念 ， i 

(2) 对 于 土地 使 用 权 确 认为 无 形 资产 时 ， 人 
用 ， 并 交纳 士 地 使 用 权 出 让 多 后 ， 才 可 以 区 大 形 资产 。 




















en pe Nan nn 










SS 
N\N _ 
snes, 2 EA 8 
【案例 概况 ] 3 wl 


某 建设 项 目 企业 由 着 次 400 万 元 ， We 请 其 他 单位 投资 350 万 元 。 建 设 期 完 
成 建筑 工程 300 万 元 SG 货 装 工程 100 万 元 ， 需 娄 中 设备 90 万 元 ， 不 需 安装 设备 60 万 元 ， 另 发 生 建 设 
单位 管理 费 20 2 商标 奖 40 万 元 ， 非 专利 技术 费 35 万 元 ， 生 产 培 训 费 4 
万 元 ,原材料 45/ 

(1) gt 

(2) 新 增资 产 按 经 济 内 容 划分 包括 哪些 部 分 ? 分 别 是 什么 ? 


【案例 解析 】 
竣工 决算 包括 四 部 分 内 容 : 竣工 决算 报告 说 明 书 、 竣 工 决算 财务 报表 、 竣 工 工程 示意 图 、 工 程 
造价 比较 分 析 。 


新 增资 产 按 经 济 内 容 划 分 为 :固定 资产 、 无 形 资产 、 流 动 资产 和 其 他 资产 。 其 中 固定 资产 主要 指 已 
交付 使 用 的 建安 工程 ， 达 到 固定 资产 使 用 标准 的 设备 和 工 器 具 ， 应 分 配 计 入 固定 资产 成 本 的 建设 单位 管理 
费 ， 勘察 设计 费 ; 无 形 资产 主要 指 专利 权 、 商 标 权 、 著 作 权 、 非 专利 技术 ; 流动 资产 主要 指 货币 性 资产 、 
各 类 应 收 及 预付 款项 、 存 货 ; 企业 资产 主要 指 除 固定 资产 、 无 形 资产 、 流 动 资产 以 外 的 资产 。 


7.2 保修 费用 处 理 
国 山 


某 建设 项 目 办 理 竣 工 结算 后 ， 由 施工 单位 将 建设 项 目 交 付 建设 单位 使 用 。 由 于 该 项 目 
地 处 南方 ， 空 气 较为 潮湿 ， 且 多 大 暴雨 。 在 其 使 用 过 程 中 ， 每 到 雨季 建设 项 目 外 墙 面 都 会 
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出 现 渗 漏 现象 ， 严 重 影 响 了 用 户 的 正常 使 用 。 该 项 目 于 2003 年 12 月 31 日 交付 使 用 发 
现 其 有 渗 漏 现象 是 在 2005 年 6 月 26 日 。 经 查 ， 建 筑 物 雨季 渗 漏 原因 是 施工 单位 在 施工 过 
程 中 未 能 按照 施工 设计 文件 要 求 进行 施工 ， 而 是 私自 进行 了 工程 变更 造成 的 。 
该 建设 项 目的 渗 漏 问题 是 否 处 于 合理 的 保修 期 限 内 ? 该 建设 项 目 进行 维修 的 费用 支出 
应 由 谁 来 承担 ? 
保修 费用 是 指 对 建设 工程 在 保修 期 限 和 保修 范围 内 所 发 生 的 维修 、 返 工 等 各 项 费用 
支出 。 
工程 项 目 保修 是 项 目 竣工 验收 交付 使 用 后 ， 在 一 定期 限 内 施工 单位 对 建设 单位 或 用 户 
进行 回访 ， 对 于 工程 发 生 的 确实 是 由 于 施工 单位 施工 责任 造成 的 建筑 物 使 用 功能 不 良 或 无 
法 使 用 的 问题 ， 应 由 施工 单位 负责 修理 ， 直 到 达到 正常 使 用 的 标准 。 
工程 项 目 保修 的 具体 意义 在 于 : 建设 工程 质量 保修 制度 是 国家 确定 的 重要 法 律 制度 ， 
建设 工程 质量 保修 制度 对 于 完善 建设 工程 保修 制度 、 监督 承 包 广 下 程 质 量 、 促进 施工 单位 
加 强 质量 管理 、 保 护 消费 者 和 用 户 的 合法 权益 。 


7.2.1 建设 项 目 保修 的 期 限 


建设 项 目 保修 期 限 是 指 建设 项 目光 工 验收 灾 罕 全 用 后 ， 由 于 建筑 物 使 用 功能 不 良 或 无 
法 使 用 的 问题 ， 应 由 相关 单位 负责 修理 的 期 限 规定 。 


IOV CL TT 


建设 工程 的 保修 期 自 建设 尖 上 站 江 验 收 合格 之 日 起 计算 


Te De en 


村 人 人 的 当代 证 和 和 9 在 人 天 内 正人 用 、 维护 消费 者 合法 权 
益 的 原则 确定 。 一 KE, 

按照 务 院 人 的 279 号 令 《建设 和 质量 管理 条 例 ) 第 四 条 规定 ， 建设 项 目 在 正 
常 使 用 条 件 下 ,> 对 建设 工程 的 最 低 保修 期 限 有 以 下 规定 。 

(1) 基础 设施 工程 、 房 屋 建筑 的 地 基 基 础 工程 和 主体 结构 工程 ， 为 设计 文件 规定 的 该 
建设 工程 的 合理 使 用 年 限 。 

(2) 屋面 防水 工程 、 有 防水 要 求 的 卫生 间 、 房 间 和 外 墙 面 的 防 渗 漏 期 限 为 5 年 。 

(3) 供 热 与 供 冷 系统 ， 期 限 为 2 个 采暖 期 、 供 冷 期 。 

(4) 电气 管线 、 给 排水 管道 、 设 备 安装 和 装修 工程 ， 期 限 为 2 年 。 

(5) 涉及 其 他 项 目的 保修 期 限 应 由 承包 方 与 业主 在 合同 中 规定 。 


0 国人 从 nn 

引 例 中 建设 项 目 竣 工 验收 交付 使 用 后 ， 在 一 定 的 时 间 内 ， 本 着 对 建设 单位 和 建设 项 目 
使 用 者 负责 的 原则 ， 施 工 单位 应 该 就 建设 项 目 出 现 的 问题 进行 相应 的 处 理 。 按 照 规定 屋面 
防水 工程 、 有 防水 要 求 的 卫生 间 、 房 间 和 外 墙 面 的 防 渗 漏 的 保修 期 限 为 5 年 ， 所 以 处 于 合 
理 的 保修 期 限 内 。 


Te 


7. 2. 2 工程 保修 费用 处 理 
工程 保修 费用 ,一 般 按照 “ 谁 的 责任 ， 由 谁 负责 ”的 原则 执行 ， 具 体 规 定 如 下 。 
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(1) 由 于 业主 提供 的 材料 、 构 配件 或 设备 质量 不 合格 造成 的 质量 缺陷 ， 或 发 包 人 竣工 
验收 后 未 经 许可 自行 对 建设 项 目 进行 改建 造成 的 质量 问题 ， 应 由 业主 承担 经 济 责任 。 

(2) 由 于 发 包 人 指定 的 分 包 人 或 者 不 能 肢解 而 肢解 发 包 的 工程 ， 导 致 施工 接口 不 好 ， 
造成 质量 问题 ， 应 由 发 包 人 自行 承担 经 济 责任 。 

(3) 由 于 勘察 、 设 计 的 原因 造成 的 质量 缺陷 ， 由 勘察 、 设 计 单 位 负责 并 承担 经 济 责 
任 ， 由 施工 单位 负责 维修 或 处 理 。 根 据 《 合 同 法 》 规 定 ， 勘察 、 设 计 人 应 当 继续 完成 勘察 
和 设计 ， 减 收 或 免 收 勘察 、 设 计 费 用 ;施工 单位 进行 维修 、 处 理 时 ， 费 用 支出 应 按 合同 约 
定 ， 通 过 建设 单位 向 设计 人 索赔 ， 不 足 部 分 由 建设 单位 补偿 。 

(4) 由 于 施工 单位 未 按 国 家 有 关 施 工 质 量 验收 规范 、 设 计 文 件 要 求 和 施工 合同 约定 组 
织 施 工 而 造成 的 质量 问题 ， 应 由 施工 单位 负责 无 偿 返 修 并 承担 经 济 责任 。 如 果 在 合同 规定 
的 时 间 和 程序 内 施工 单位 未 到 现场 修理 ， 建设 单位 可 以 根据 情况 另行 委托 其 他 单位 修理 ， 
由 原 施工 单位 承担 经 济 责任 。 


ome@e A 

引 例 中 ， 建筑 物 十 季 滩 沁 原 国 是 施工 单位 在 窜 开 过 各 未 能 按照 施工 设计 文件 委 求 过 
行 施 工 ， 而 是 私自 进行 了 工程 变更 造成 的 。 按照 规定 在 对 建设 项 目的 维修 过 程 中 发 生 的 费 
用 支出 ， NAR 因此 保修 费用 应 由 施工 
学 信条 和 


































5) 直 于 施工 章 位 呆 网 的 村 料 、 和 本 件 者 设 和 让 人生 起 的 质量 了 或 施工 
es 进入 现场 使 用 造成 的 质量 问题 ， 应 由 施工 单位 负责 修 
理 并 承担 经 济 责 

了 人 人 上 
人 自行 承担 经 济 责任 。 

0 站 7 放生 关 全 寺 让 闷 风 册 远 沽 二 成 乓 质 是 而 车 和 绒 关 ， 施工 单位 和 设计 
单位 均 不 承担 经 济 责任 ， 所 发 生 的 维修 、 处 理 费 用 应 由 建设 单位 自行 承担 经 济 责任 。 
OD Oe 

不 可 抗力 或 者 其 他 无 法 预料 的 灾害 主要 包括 地 震 、 洪 水 、 台 风 、 泥 石 流 、 山 体 滑 
坡 等 。 
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综合 应 用 案例 

【案例 概况 】 

某 市 A 建设 项 目 经 过 决策 、 设 计 、 招 投标 、 施 工 以 及 竣工 验收 等 几 个 阶段 后 ， 建 设 单位 准备 就 所 掌 
所 的 资料 对 该 项 目 进行 竣工 决算 的 编制 。 经 过 一 段 时 间 的 工作 形成 了 以 下 竣工 决算 文件 ， 主 要 包括 以 下 
内 容 。 

(1) 建设 项 目 竣 工 决算 报告 说 明 书 ， 包 含 以 下 内 容 

@ 建设 项 目 概况 。 

@ 资金 来 源 及 运用 的 财务 分 析 ， 包 括 工程 价款 结算 、 会 计 账 务 处 理 、 财 产物 资 情况 及 债权 债务 的 清 
偿 情况 。 
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回 建设 收入 、 资 金 结余 及 结余 资金 的 分 配 处 理 情况 。 
@ 工程 项 目 管理 及 决算 中 的 经 验 和 有 待 解决 的 问题。 
@@ 需要 说 明 的 其 他 事项 。 
(2) 建设 项 目 竣工 决算 报表 ， 包 含 以 下 内 容 。 
CD 工程 项 目 竣工 财务 决算 审批 表 。 
@ 大 、 中 型 项 目 概况 表 。 
@ 大 、 中 型 项 目 竣工 财务 决算 表 。 
@@ 大 、 中 型 项 目 交付 使 用 资产 总 表 。 
人 @@ 小 型 项 目 概况 表 。 
@ 小 型 项 目 竣工 财务 决算 总 表 。 
@ 工程 项 目 交付 使 用 资产 明细 表 。 
主要 技术 经 济 指标 的 分 析 、 计 算 情 况 。 从 
(3) 工程 造价 比较 分 析 ， 包 含 以 下 内 容 。 SS 
人 @D 工程 主要 实物 工程 量 、 主 要 材料 消耗 量 。 
@ 建设 单位 管理 费 、 建 筑 安装 工程 其 他 直接 费 、 Kd > 
图 竣工 工程 平面 示意 图 。 WO- 
问题 ; NA 
(1) 对 于 建设 单位 编制 的 竣工 决算 报表 。 适 的 地 方 ? 怎样 调整 ? 
(2) re es 
【案例 解析 】 
CD“ 主要 技术 经 济 指标 的 分 机 了 op ean 算 报告 说 明 书 当 中 的 内 容 ; 小 型 
项 目 不 需 要 赴 列 “小 型 项 目 概况 闫 ” adh 单独 作为 建设 项 目 竣工 决算 报告 的 一 
项 内 容 加 以 反映 ， a fe 
(2) 缮 制 建设 项 估 下 开关 委 的 依据 有 以 下 -Sa 
OD 经 批准 可 行 性 研 究 报告 、 投资 估算 书 、 潮 号 设计 或 扩大 初步 设计 、 修 正 总 概算 、 施 工 图 设计 以 
及 施工 图 预算 等 广 
人 @ 设计 交底 或 图 纸 会 审 纪要 。 
@ 招 投标 标底 价格 、 承 包 合同 、 工 程 结算 等 有 关 资料 。 
@ 施工 纪录 、 施 工 签证 单 及 其 他 在 施工 过 程 中 的 有 关 费 用 记录 。 
加 次 工 平面 示意 图 、 织 工 验收 资料 。 
人 @@ 历年 基本 建设 计划 、 历 年 财务 决算 及 批复 文件 。 
@ 设备 、 材 料 调价 文件 和 调价 记录 。 
有 关 财 务 制度 及 其 他 相关 资料 。 
(3) 竣工 决算 的 编制 包括 以 下 几 步 。 
CD 收集 、 分 析 、 整 理 有 关 原始 资料 。 
@ 对 照 、 核 实 工程 变动 情况 ,重新 核实 各 单位 工程 、 单 项 工程 造价 。 
@ 如 实 反 映 项 目 建 设 有 关 成 本 费用 。 
@ 编制 建设 工程 省 工 财务 决算 说 明 书 。 
人 @ 编制 建设 工程 竣工 财务 决算 报表 。 
@ 做 好 工程 造价 对 比分 析 。 
@ 整理 、 装 订 好 竣工 工程 平面 示意 图 。 
@ 上 报 主管 部 门 审查 、 批 准 、 存 档 。 
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本 章 主 要 介绍 了 建设 项 目 竣工 决算 和 保修 费用 的 处 理 。 

建设 项 目 竣工 决算 是 建设 项 目 竣工 交付 使 用 的 最 后 一 个 环节 ， 因 此 也 是 建设 项 目 建设 
过 程 中 进行 工程 造价 控制 的 最 后 一 个 环节 。 工 程 竣工 决算 是 建设 项 目 经 济 效益 的 全 面 反 
映 ; 是 建设 单位 掌握 建设 项 目 实际 造价 的 重要 文件 ， 也 是 建设 单位 核算 新 增 固定 资产 、 新 
增 无 形 资产 、 新 增 流动 资产 和 新 增 其 他 资产 价值 的 主要 资料 。 因 此 ， 工 程 竣工 决算 应 包 
笑 ， 竣工 财务 决算 说 明 书 、 竣 工 财务 决算 报表 、 竣 工 工程 平面 示意 图 、 工 程 造价 比较 分 析 
四 部 分 内 容 ， 其 中 竣工 财务 决算 说 明 书 和 竣工 财务 决算 报表 是 竣工 决算 的 核心 部 分 。 编 抽 
竣工 财务 决算 报表 应 该 分 别 按照 大 、 中 型 项 目 和 小 型 项 目的 编制 要 求 进行 编写 ， 在 编制 奸 
设 项 目 竣工 决算 时 ， 应 该 按照 编制 依据 、 根据 编制 步骤 进行 编写 ， 以 保证 竣工 决算 的 完整 
性 和 准确 性 ， 在 确定 建设 项 目 新 增资 产 价值 时 ， 应 根据 各 类 资产 的 确认 原则 确认 其 价值 
建设 项 目 竣工 交付 使 用 后 ， 施工 单位 还 应 定期 对 建设 单位 和 建设 项 目的 使 用 者 进行 加 
访 ， 如 果 建 设 项 目 出 现 质量 问题 应 及 时 进行 维修 和 处 理 。 建 设 项 目 保修 的 期 限 应 当 按照 保 
证 建筑 物 在 合理 寿命 内 正常 使 用 和 维护 消费 者 合法 权益 的 原则 确定 。 建 设 项 目 保修 费用 一 
股 按照 “ 谁 的 责任 ， 由 谁 负责 ”的 原则 处 理 。 

本 章 的 教学 目标 是 掌握 建设 项 目 瘫 工 决算 的 作用 ， 掌 握 新 增 固定 资产 、 新 增 无 形 资 产 
的 价值 确定 原则 ， 熟悉 建设 项 目的 最 低 保修 期 限 ， 基建 设 顶 目 保修 费用 的 处 理 原则 。 
全 We Ne 从 
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| | 贺 | | 图 | | 站 


一 、 单 选 题 

1. 建设 项 目 竣工 结算 是 指 (  )。 

A. 建设 单位 与 施工 单位 的 最 后 决算 

B， 建 设 项 目 竣工 验收 时 建设 单位 和 承包 商 的 结算 

C， 建 设 单位 从 建设 项 目 开始 到 竣工 交付 使 用 为 止 发 生 的 全 部 建设 支出 

D. 业主 与 承包 商 签订 的 建筑 安装 合同 终结 的 凭证 

2. 在 建设 项 目 交 付 使 用 资产 总 表 中 ， 融 资费 用 应 列 入 (  ”)。 

A. 固定 资产 B. 无 形 资产 C. 流动 资产 D. 其 他 资产 


VY 230 





第 7 草 “、 建 设 工程 员工 验收 阶段 工程 半价 控制 NN 


3. 建设 项 目 竣工 决算 是 建设 工程 经 济 效益 的 全 面 反映 ， 是 ( 。 ”) 核 定 各 类 新 增资 产 
价值 、 办 理 交 付 使 用 的 依据 。 

A. 建设 项 目 主管 单位 B. 施工 单位 

C. 项 目 法 人 D. 国有 资产 管理 部 门 

4. 人 | 向 建设 单位 进 
行 最 终 工程 价款 结算 的 赁 



































A. ee B. 建设 单位 编制 的 竣工 结算 

C. 施工 单位 编制 的 竣工 决算 D. 施工 单位 编制 的 竣工 结算 

5. 建设 项 目 竣工 决算 是 建设 工程 从 筹建 到 竣工 交付 使 用 全 过 程 中 所 发 生 的 所 有 
Ns 

A. 计划 支出 B. 实际 支出 C. 收入 金额 让。 D, 费用 金额 

6. 在 建设 项 目 竣工 决算 中 ， 作 为 无 形 资产 人 账 的 是 ( ，)。 < 

A, 项 目 建设 期 间 的 融资 费用 CN 

B. 为 了 取得 土地 使 用 权 缴 纳 的 土地 使 用 权 出 让 金 一 - 

C. 企业 通过 政府 无 偿 划拨 的 土地 使 用 权 “~ 

D. 企业 的 开办 费 和 职工 培训 费 SC: 

7. 建设 项 目 竣工 财务 决算 说 明 书 和 (\ 是 竣工 决算 的 核心 部 分 。 

A. 竣工 工程 平面 示意 图 ”NA 六 

B， 建 设 项 目 主要 技术 经 济 指标 分 析 2 

C. 竣工 财务 决算 报表 了 wv 必 

D. 工程 造价 比较 分 析 ““ Wp 

8 以 下 不 属于 竣工 决算 编制 步骤 的 是 (- 、\ 六 一 

A. 收集 原始 资料 让“B. 填写 设计 变更 单 

C. 编制 竣工 次 算 报 表 | D. 做 好 工程 造价 对 比分 析 

9 根据 《建设 工程 质量 管理 条 例 ) 的 有 关 规定 ， 电 气管 线 、 给 排水 管道 、 设 备 安装 
和 装修 工程 的 保修 期 为 (。”)。 

A. 建设 工程 的 合理 使 用 年 限 B. 2 年 

C: 5 年 D. 按 双 方 协商 的 年 限 


10. 某 地 因 发 生地 震 ， 对 建设 项 目 造成 了 损失 ,所 发 生 的 维修 费用 根据 保修 费用 的 处 
理 原 则 规定 ， 应 由 ( ”) 支 付 。 





A. 设计 单位 B. 施工 单位 

C. 建设 单位 D. 政府 主管 建设 的 部 门 
二 、 多 选 题 

1. 竣工 决算 是 建设 工程 经 济 效 益 的 全 面 反映 ,具体 包括 (  )。 

A. 竣工 财务 决算 报表 B. 工程 造价 比较 分 析 
C. 建设 项 目 竣工 结算 D. 竣工 工程 平面 示意 图 
E. 竣工 财务 决算 说 明 书 





2. 建设 项 目 建成 后 形成 的 新 增资 产 按 性 质 可 划分 为 (  )。 
A. 著作 权 B. 无 形 资产 C. 固定 资产 


NANNNN 
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流动 资产 E. 其 他 资产 

在 竣工 决算 中 ， 以 下 属于 建设 项 目 新 增 固定 资产 价值 的 有 (  ”)。 
生产 准备 费 上 B. 建设 单位 管理 费用 
研究 试验 费 D. 工程 监理 费用 
土地 使 用 权 出 让 金 














建设 项 目 竣工 决算 的 主要 作用 有 ( 。 )。 
正确 反映 建设 工程 的 计划 支出 

正确 反映 建设 工程 的 实际 造价 

正确 反映 建设 工程 的 实际 投资 效果 

建设 单位 确定 各 类 新 增资 产 价值 的 依据 

建设 单位 总 结 经 验 ， 失 商 未 来 建设 工程 投资 闪 的 和 到 了 从 
建设 项 目 竣工 决算 的 编制 依据 是 ( 。 )。 

经 批准 的 可 行 性 研究 报告 、 a 
设计 交底 或 图 纸 会 审 纪要 ,站 
竣工 平面 示意 图 、 这 工 验 收 资料 。 一， 
招 投标 标底 价格 、 工 程 结算 资料 >， 。 

施工 记录 、 施工 签证 单 及 其 他 在 施工 过 程 中 的 有 关 记录 
J 
著作 权 | 人 
商标 权 a wv KW 
非 专利 技术 ， 气 -一 SC 
政府 无 偿 划 按 给 企业 的 二 地 使 用 权 、、 

专利 权 、 小 和 

小 型 建设 项 目次 工 财务 决算 报表 由 ( 。“) 构 成 。 

工程 项 目 交付 使 用 资产 总 表 

建设 项 目 进度 结算 表 

- 程 项 目 竣工 财务 决算 审批 表 

工程 项 目 交付 使 用 资产 明细 表 

建设 项 目 竣工 财务 决算 总 表 

大 、 中 型 项 目 竣工 财务 决算 报表 与 小 型 项 目 竣工 财务 决算 报表 相同 的 部 分 有 





























- 程 项 目 竣工 财务 决算 审批 表 
工程 项 目 交付 使 用 资产 明细 表 
大 、 中 型 项 目 概况 表 

建设 项 目 竣工 财务 决算 表 
建设 项 目 交付 使 用 资产 总 表 























9. 按照 国务 院 颁布 的 《建设 工程 质量 管理 条 例 》 的 有 关 规 定 ， 对 建设 工程 的 最 低 保 
修 期 限 描述 正确 的 有 (  ”)。 


A. 











基础 设施 工程 、 房 屋 建 筑 的 地 基 基 础 工程 ,为 10 年 
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B. 供 热 与 供 冷 系 统 ， 为 2 个 采暖 期 、 供 冷 期 
C. 给 排水 管道 、 设 备 安装 和 装修 工程 ， 为 3 年 
D. 屋面 防水 工程 、 有 防水 要 求 的 卫生 间 ， 为 5 年 
E. 涉及 其 他 项 目的 保修 期 限 应 由 承包 方 与 业主 在 合同 中 规定 
10. 关于 建设 项 目 工程 保修 费用 处 理 原 则 正确 的 有 ( ”)。 
A. 由 于 勘察 、 设 计 的 原因 造成 的 质量 缺陷 ， 由 建设 单位 承担 经 济 责任 
B， 由 于 建设 单位 采购 的 材料 、 设 备 质 量 不 合格 引起 的 质量 缺陷 ， 由 建设 单位 承担 经 
济 责任 
由 于 不 可 抗力 或 者 其 他 自然 灾害 造成 的 质量 问题 和 损失 ， 由 建设 单位 和 施工 单位 
共同 承担 
D 由 于 业主 或 使 用 人 在 项 目 竣工 验收 后 使 用 不 当 造 成 的 压 民 区 是， 由 设计 单位 承担 
经 济 责任 
日 于 施工 单位 未 按 施工 质量 验收 规范 、 设计 文件 要 求 给 织 :施工 而 造成 的 质量 问题 
日 施工 单位 承担 经 济 责任 , 六 
三 、 判 断 题 NN 
1. 竣工 结算 由 建设 单位 负责 编制 ， 竣 二 决算 由 施工 单位 负责 编制 。 《外 
2. 竣工 决算 是 建设 项 目 从 筹建 到 竣 于 交付 使 用 为 止 所 发 生 的 全 部 建设 费用 。 ¢ 0 
3. 竣工 决算 的 编制 步骤 中 ， 第 三 步 为 收集 、 分 析 、 整理 有 关 原 始 资料 。 《 可 
4. 建设 项 目 新 增资 产 ， 控 性 质 分 为 固定 资产 、 流动 次 六 无 形 资产 和 其 他 资产 四 类 。 
已 
A 在 交纳 卡 地 全 尖 权 出 让 金 后 ,应 将 十 地 确认 为 企业 
的 固定 资产 。 < ,> ( ) 
6 企业 的 关公 商标 权 、 专利 权 、 “ 非 专 利 技术 、 工 器 具 等 均 确认 为 企业 的 无 形 资 
产 : ( ) 
7 确定 新 增 国 定 资产 价值 能 够 反映 一 定 范围 内 固定 资产 的 规模 与 生产 速度 ; ( ) 
8. 建设 项 目 保修 的 期 限 中 ， 供 热 系统 为 5 个 采暖 期 。 ( ) 
9. 由 于 勘察 、 设 计 的 原因 造成 的 质量 问题 ， 由 勘察 、 设 计 单 位 负责 并 承担 经 济 责任 ， 
施工 单位 负责 维修 或 处 理 。 ( ) 
10. 由 于 不 可 抗力 对 建设 项 目 造成 的 质量 问题 ， 由 建设 单位 承担 经 济 责任 。 (  ) 
四 、 简 答题 
1. 简 述 建设 工程 竣工 决算 的 作用 。 
2. 简 述 建设 工程 竣工 决算 与 工程 竣工 结算 的 区 别 。 
3. 简 述 新 增 固定 资产 的 价值 构成 以 及 确定 价值 的 作用 。 
4 
5 





心 








及 








[2] 


















































. 简 述 建设 工程 项 目 保修 期 的 规定 。 

. 简 述 建设 工程 发 生 保修 费用 支出 时 的 处 理 方法 。 

五 、 案 例题 

某 建设 项 目 办 理 竣工 结算 交付 使 用 后 ， 办 理 竣 工 决 算 。 实 际 总 投资 为 50 000 万 元 ， 
其 中 建筑 安装 工程 费 30 000 万 元 ; 设备 购置 费 4 500 万 元 ; 工 器 具 购 置 费 200 万 元 ; 建设 
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单位 管理 费 及 勘察 设计 费 1 200 万 元 ; 土地 使 用 权 出 让 金 1 600 万 元 ; 开办 费 及 劳动 培训 
费 1 000 万 元 ;专利 开发 费 1 600 万 元 ; 库存 材料 150 万 元 。 

问题 : 

按 资 产 性 质 分 类 并 计算 新 增 固 定 资产 、 无 形 资产 、 流 动 资 产 、 其 他 资产 的 价值 。 

六 、 实 训 题 

H 市 某 饭店 工程 竣工 交付 使 用 后 ， 经 有 关 部 门 审计 ， 饭 店 实际 投资 为 50 800 万 元 ， 
分 别 为 : 设备 购置 费 4 500 万 元 ; 建安 工程 费 35 000 万 元 ; 工 器 具 购 置 费 300 万 元 ; 土地 
使 用 权 出 让 金 4 000 万 元 ; 企业 开办 费 2 500 万 元 ; 专利 技术 开发 及 申报 登记 费 650 万 元 ， 
垫 支 的 流动 资金 3 900 万 元 。 

经 项 目 可 行 性 研究 结果 预计 ， 项 目 交付 使 用 后 年 党 业 收 和 为 31 000 万 元 ,年 总 成 本 
为 24 000 万 元 ， 年 销售 税金 及 附加 950 万 元 。 KS 

根据 以 上 所 给 资料 ， ae 分 别 计算 新 增资 产 的 价 
值 ， 确 定 项 目的 年 投资 利润 率 和 年 投资 利税 率 。 
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王 这 2 版 ) 于 至 用 姑 芭 有 2( 素材 

4 | 建筑 工程 法 规 实务 978-7-301-19321-1 | 杨 陈 看 等 |43.00| 2012.1 4 | pptpdf 

5 | 建筑 法 规 978-7-301-19371-6| 董 伟 等 “|39.00| 2013.1 4 | ppypdf 

6 | 建设 工程 法 规 978-7-301-20912-7| 王 先 恕 “|32.00| 20127 | 3 | ppv pdf 
7_|AutoCAD 建筑 制图 教程 (第 2 版 ) 978-7-301-21095-6| 缉 莫 |3800| 2013.8 | 5 | ppypdf 素 材 
8 ”|AutoCAD 建筑 绘图 教程 (第 2 版 ) 978-7-301-20540-8| 唐 英 敏 等 |44.00| 2014.7 1 | ppvpdf 

9 | 建筑 CAD 项 目 教程 (2010 版 ) 978-7-301-20979-0| 郭 “ 草 |38.00| 2012.9 2 pdf 素材 
10 | 建筑 工程 专业 英语 978-7-301-15376-5 | 吴 承 霞 “|20.00| 2013.8 8 | pptpdf 

11 | 建筑 工程 专业 英语 978-7-301-20003-2| 韩 葵 等 “|2400| 20147 | 2 | ppvpdf 

12 | 六 建 筑 工程 应 用 文 写作 (第 2 版 ) 978-7-301-24480-7 | 起立 等 。 [50.00 | “2014.7 1 pptpdf 

13 | 建筑 识 图 与 构造 (第 2 版 ) 3000| 2014.1 1 | ppvpdf 答 案 
14 | 建筑 构造 2013.5 3 | ppv pdf 

15 | 房屋 建筑 构造 2600| 2012.1 4 | ppvpdf 

16_ | 建筑 识 图 35.00| 2013.1 2_ | ppv pdf 

17 | 建筑 识 图 与 房屋 构造 信 禄 等 ”|54.00| 2013.8 1 ppt/pdf /答案 
18 | 建筑 构造 与 设计 1978-7-301:23506-5| 陈 玉 涪 ”|[38.00| 2014.1 1 | pptpdf /答案 
19 | 房屋 建筑 构造 李 元 玲 等 |45.00| 2014.1 1 Updf 

20 | 建筑 构造 与 施工 图 识 读 48.00| 2014.8 1 pdf 

21 | 建筑 工程 制图 与 识 图 (第 2 版 ) 9.00| 2014.7 1 | ppvpdf 

22 | 建筑 制图 习题 集 (第 2 版 ) 白 丽 红 。 “|22.00| 2014.8 1 | pdf 

23 | 建筑 制图 (第 2 版 ) 3200| 2013.2 3 | ppvpdf 

24 | 建筑 制图 习题 集 (第 2 版 ) 高 丽 荣 28.00| 2013.1 4 | pdf 

25 | 建筑 工程 制图 (第 2 版 ( 附 习题 册 ) 48.00| 2012.8 3 | ppvpdf 

26 | 建筑 制图 与 识 图 (第 2 版 ) 36.00| 2014.9 1 | ppvpdf 

27 | 建筑 制图 与 识 图 习题 册 曹 雪 梅 等 |30.00| 2012.4 4 | pdf 

28 | 建筑 制图 与 识 图 28.00| 2012.8 5 | ppvpdf 

29 | 建筑 制图 与 识 图 习题 殉 24.00| 2012.3 4 | ppypdf 

30 | 新 编 建筑 工程 制图 30.00| 2014.8 2 t pdf 

31 | 新 编 建筑 工程 制图 习题 集 方 筱 松 ”|22.00| 2014.1 2 df 

建 入 施工 类 

1 [建筑 工程 测量 

2 | 建筑 工程 测量 (第 2 版) 978-7-301-22002-3 | 张 37.00| 2013.5 4 | ppt/pdf /答案 
3 | 建筑 工程 测量 实 训 指导 (第 2 版 ) 978-7-301-23 166-1 27.00| 2013.9 2 | pdf 答案 

4 | 建筑 工程 测量 978-7-301-19992-3 38.00| 2012.2 | 2 | ppy pdf 

5 | 建筑 工程 测量 978-7-301-13578-5 2600| 2011.8 | 3 | pdf 

6 | 建筑 工程 测量 978-7-301-19329-7 27.00| 2013.5 5 pdf 

7_ | 建筑 工程 测量 ( 指导 手册 ) 978-7-301-19364-8 4300| 2012.6 | 3 | ppvpaf’ 

8 | 建筑 工程 测量 978-7-301-22485-4 34.00| 2013.6 1 pptpdf 

9 | 建筑 施工 技术 978-7-301-21209-7 3900| 2013.2 | 3 | pptpaf 

10 | 建筑 施工 技术 978-7-301-12336-2 38.00| 2012.4 7 | ppvpdf 

11 | 建筑 施工 技术 978-7-301-16726-7 4400| 2013.5 | 6 | ppvpdf /素材 
12 | 建筑 施工 技术 978-7-301-19499-7| 董 伟 等 “|42.00| 2011.9 | 2 | ppypdf 

13 | 建筑 施工 技术 978-7-301-19997-8| 苏 小 梅 “ |38.00| 2013.5 3 | pptpaf 

14 | 建筑 工程 施工 技术 (第 2 版 ) 978-7-301-21093-2 | 钟 汉 华 等 |48.00| 2013.8 | 4 | pptpdf 

15 | 基础 工程 施工 978-7-301-20917-2| 董 伟 等 “|35.00| 2012.7 | 2 | ppypdf 

16 | 建筑 施工 技术 实 训 (第 2 版 ) 978-7-301-24368-8| 周 晓 龙 “ |30.00| 2014.7 1 | pdf 

17 | 建筑 力学 (第 2 版 ) 978-7-301-21695-8 | 石 立 安 |46.00| 2013.9 | 4 | ppypdf 

18 | 次 十 木工 程 实用 力学 978-7-301-15598-1| 马 景 善 “|3000| 2013.1 4 | pdfippt 

19 | 士 木工 程 力 978-7-301-16864-6 | 吴 明 军 |38.00| 201L11 | 2 | ppypdf 



























































































































































































































































序号 书 名 书号 编著 者 | 定价 | 出 版 时 间 | 印 次 配套 情况 
20 |PKPM 软件 的 应 用 (第 2 版 ) 978-7-301-22625-4| 王 娜 等 |34.00| 2013.6 | 2 | pdf 

21 | 建筑 结构 (第 2 版 上 册 ) 978-7-301-21106-9 | 徐 锡 权 ”|41.00| 2013.4 2 | ppvpdf 

22 | 建筑 结构 (第 2 版 下 册 ) 978-7-301-22584-4 | 徐 锡 权 ”|42.00| 2013.6 pptpdf' 答 案 
23 | 建筑 结构 978-7-301-19171-2 | 唐 春平 等 |41.00| 2012.6 4 | ppuypdf 

24 978-7-301-21125-0| 王 中 发 ”|3600| 2012.8 | 2 | ppvpdf 

25 理 及 应 用 978-7-301-18732-6 | 史 美 东 “|45.00| 2012.8 1 | ppupdf 

26 | 建筑 力学 与 结构 (第 2 版 ) 978-7-301-22148-8 49.00| 2013.12 4 ”| ppt/pdf/ 答 案 
27 | 建筑 力学 与 结构 ( 少 学 时 版 ) 978-7-301-21730-6 | 吴 承 霞 ”|34.00| 2014.8 总 pptpdf 答 案 
28 | 建筑 力 978-7-301-20988-2 | 陈 水 广 ”|32.00| 2012.8 1 | pdpppt 

29 | 建筑 力学 与 结构 978-7-301-23348-1 44.00| 2014.1 1 | ppvpdf 

30 构 与 施工 图 978-7-301-22188-4 3500| 20133 | 2 | ppvpdf 

31 态 建 筑 材 料 978-7-301-19588-2 38.00| 2013.7 2 | ppvpdf 

32 | 建筑 材料 978-7-301-13576-1 3500| 2012.6 | 9 | ppvpdf 

33 | 建筑 材料 与 检测 2 230EI6DE TU 海 - 泊 等 25004 区 121 9 | ppypdf' 答 案 
34 | 建筑 材料 检测 试验 指导 978-7-301-16729-8 | 王 美 芬 等 |18.00| 2013.7 | 6 | pdf 

35 | 建筑 材料 与 检测 978-7-301-19261-0| 王 辉 :|3500| 2012.6 | 5 | pptpdf 

36 | 建筑 材料 与 检测 试验 指导 978-7-301-20045-2 2013.1 | 3 | ppvpdf 

37 | 建筑 材料 选择 与 应 用 3900| 2013.3 1 | ppvpaf 

38 | 建筑 材料 检测 实 训 荣 竺 |24.00| 2013.4 1 | pdf 

39 | 建筑 材料 任 晓 菲 ”|40.00| 2014.7 1 | pptpdf /答案 
40 | 建设 工程 监理 概论 (第 2 版 ) 徐 锡 权 等 [43.00| 2013.7 4 | pptpdf /答案 
41 | 女 建 设 工程 监理 (第 2 版 ) 2014.9 1 | pptpdf /答案 
42 | 建设 工程 监理 概论 2012.12 | 5 | ppvpdf 

43 | 工程 建设 监理 案例 分 析 教 程 2013.2 | 2 | ppvpaf 

44 | 地 基 与 基础 (第 2 版 ) 2014.1 1 | ppvpdf 答 案 
45 | 地 基 与 基础 978-7-301-1613| 2013.2 | 3 | ppvpdf 

46 | 地 基 与 基 25.00| 2013.10 | 1 | ppvpdf 

47 | 土 力学 与 地 基 基 础 叶 2014.1 1 | ppvpdf 

48 | 土 力学 与 基础 工程 00| 2014.1 1 | ppvpaf 

49 | 建筑 工程 质量 事故 分 析 ( 第 2 版) 200| 2013.9 | 2 | ppvpdf 

50 | 建筑 工程 施工 组 织 设计 他 2600| 2013.5 | 6 | ppvpdf 

51 | 建筑 工程 施 下 组 织 40.00| 2012.11 | 3 | ppvpdf 

52 | 建筑 施工 组 织 与 进度 控制 |978-7-301-21223-3 | 张 廷 瑞 “|3600| 20129 | 3 | ppuvpdf 

53 | 建筑 施工 组 织 项 目 式 教程 杨 红 玉 |44.00| 2012.1 2 | ppt/pdf) 答 案 
54 | 钢筋 混凝土 工程 施工 与 组 高 殿 |32.00| 2012.5 1 | ppvpdf 

55 人 汪 程 施工 与 组 织 实 训 指导 978-7-301-21208-0| 高 雁 |2000| 2012.9 1 | ppt 

家 TL 
工程 管理 类 

1 | 建筑 工程 经 济 (第 2 版) 978-7-301-22736-7 [3 3000[ 2013.11 [| 5 | ppypdf 答 

2 | 六 建 筑 工程 经 济 ( 第 2 版 ) 978-7-301-24492-0 | 胡 六 41.00| 2014.9 1 | pptpdf’ 

3 | 建筑 工程 经 978-7-301-24346-6| 刘 晓 丽 等 |38.00 | 2014.7 1 | ppvpdf/ 答 案 
4 | 施工 企业 会 计 (第 2 版 ) 978-7-301-24434-0 | 辛 攀 红 等 |36.00 | 2014.7 1 pptpdf 

5_ | 建筑 工程 项 目 管 978-7-301-12335-5| 范 红 岩 等 |3000| 2012.4 | 9 | pptipdf 

6 | 建设 工程 项 目 管理 (第 2 版 ) 978-7-301-16730-4 | 王 炊 |32.00| 2013.5 5 ppt/pd 人 答案 
7 | 建设 工程 项 978-7-301-19335-8| 冯 松山 等 |38.00| 2013.11 | 3 | pdfppt 

8 | 女 建设 工程 招 投标 与 合同 管理 (第 3 版 ) 978-7-301-24483-8 | 宋 春 岩 “|40.00| 2014.9 1 名 四 入 案 / 
9 | 建筑 工程 招 投标 与 合同 978-7-301-16802-8 | 程 超 胜 ”|30.00| 2012.9 | 2 | pdfppt 

10 | 工程 招 投标 与 合同 管理 978-7-301-19035-7| 杨 甲 奇 等 |48.00| 2011.8 | 3 | pdf 

11 | 工程 招 投标 与 合同 管理 有 978-7-301-19290-0 | 郑 文 新 等 |43.00| 2012.4 | 2 | pptipdf 

12 | 建设 工程 招 投标 与 合同 管理 实务 978-7-301-20404-7 | 杨 云 会 等 |42.00| 2012.4 多 冯 储 答案 / 
13 | 工程 招 投标 与 合同 管理 978-7-301-17455-5 上 | 文 新 平 “|37.00| 2012.9 1 | ppypdf 

14 | 工程 项 目 招 投标 与 合同 管理 (第 2 版 ) 978-7-301-24554-5 42.00| 2014.8 1 | pptipdf 答 案 
15 | 工程 项 目 招 投标 与 合同 管理 (第 2 版 ) 978-7-301-22462-5 3500| 2013.7 | 2 | pptpar 




















































































































































































































序号 书号 定价 印 次 配套 情况 
16 | 建筑 工程 商 978-7-301-20804-5 35.00 1 | ppt 

17 | 建筑 工程 978-7-301-19455-3 36.00 4 | pptpdf 

18 | 建筑 工程 质量 与 978-7-301-16070-1 | 周 连 起 ”|35.00 7 | pptpdf/ 答 案 
19 | 施工 项 目 质量 978-7-301-21275-2| 钟 汉 华 “|45.00 1 | ppvpdg 答 案 
20 | 工程 造价 控 978-7-301-24594-1 | 32.00 1 | pptpdp 答 案 
21 | 工程 造价 管理 978-7-301-20655-3 33.00 3 | ppvpdf 

22 | 工程 造价 控制 与 管理 978-7-301-19366-2 30.00 多 ppt/pdf 

23 | 建筑 工程 造价 管理 978-7-301-20360-6 | 柴 27.00 3 | ppvpdf 

24 | 建筑 工程 造价 管理 978-7-301-15517-2 24.00 4 | pdf 

25 [工程 造价 案例 分 析 978-7-301-22985-9| 查 ” 凤 |[30.00 1 | pdpppt 

26 | 建设 工程 造价 控制 与 管理 978-7-301-24273-5 | 胡 芳 珍 等 [38.00 1 pptpdf' 答 案 
27 | 建筑 工程 造价 978-7-301-21892-1 | 孙 咏 梅 。 |40.00 1 | ppvpaf 

28_| 女 建筑 工程 计量 与 计价 (第 2 版 ) 978-7-301-22078-8 | 肖 明 和 等 |58.00 5 pdfyppt 

29_| 娘 建筑 工程 计量 与 计价 实 训 (第 2 版 ) 978-7-301-22606-3| 肖 明和 等 |29.00 3_| pdf 

30 | 建筑 工程 计量 与 计价 综合 978-7-301-23568-3 | 获 小 兰 ”|28.00 1 pdf 

31 | 建筑 工程 估价 张 43.00 1 | ppvpdf 

32 工程 计量 与 计价 一 一 透 过 案例 50\00 2 | ppvpar 

33 装 工程 计量 与 计价 (第 3 版 ) 978-7-301-: 2 ; 汉 ” 钢 和 |54.00 1 pdf/ppt 

34 | 安装 工程 计量 与 计价 成 堆 节 ”|49.00 2 | pdf 素材 

35 | 安装 工程 计量 与 计 人 2013.5 | 4 | pdf 素材 

36 | 建筑 水 电 安装 工程 计量 与 计价 2013.8 | 3 | ppypdf 

37 | 建筑 与 装饰 装修 工程 工程 量 清单 i 2012.8 | 4 | pdfppt 答 案 
38_ | 建筑 工程 制 24.00| 20118 2_| ppupdf 

39 | 建设 项 目 评估 32.00| 2013.6 | 2 | ppypdf 

40 | 钢筋 工程 吓 6.00 | 201 1 | ppt/pdf 

41 | 混凝土 工程 清单 编制 28.00| 2012.5 1 | ppt/pdf 
42 | 建筑 装饰 工程 预算 38.00| 2013.6 2 | pdfgppt 

43 | 建设 工程 安全 监理 28.00| 2012.7 1 | pdfppt 

44 | 建筑 工程 安全 技术 与 管理 实务 沈 万 号 “|48.00| 2012.9 2 | pdfppt 

45 | 建筑 工程 资料 管理 36.00| 2013.8 4 | pdfppt 

46 | 建筑 施工 组 织 与 管理 (第 之 版 ) 祖 丽 受 等 |43.00| 2013.4 | 2 | ppypdf 答 案 
47 | 建设 工程 合同 管理 刘 庭 江 |46.00 1 | ppuypdf' 答 案 

建 入 设计 天 

1 | 中 外 建筑 史 (第 2 版 ) 2 | ppvpdf 

2 | 建筑 978-7-301-19338-9 2011.8 1 | pdf 

3 ”| 建筑 装饰 CAD 项 目 教程 978-7-301-20950-9 2013.1 本 ppt/ 素 材 

4 | 室内 设计 基础 978-7-301-15613-1 2013.5 | 3 | ppypdf 

5 | 建筑 978-7-301-15687-2 2012.11 | 6 | ppypdf 

6 | 建筑 装饰 材料 (第 2 版 ) 978-7-301-22356-7 | 焦 2013.5 1 ppt/pdf 

7 “| 女 建筑 装饰 施工 技术 (第 2 版 ) 24482-1 2014.7 1 ppt/pdf 

8 | 设计 构成 978-7-301-15504-2 2012.10 | 2 | ppypdf 

9 | 基础 色彩 978-7-301-16072-5 20119 | 2 | pdf 

10 | 设计 色彩 978-7-301-21211-0 2012.9 1 | ppt 

11 | 设计 素描 9787301523918| 司马 爹 俩 | 2013.4 1_| ppt 

12 | 建筑 素描 表现 与 创意 978-7-301-15541-7| 于 修 国 2012.11 3 | Pdf 

13 |3ds Max 效果 图 制作 978-7-301-22870-8 2013.7 1 | ppt 

14 |3ds max 室内 设计 表现 方法 978-7-301-17762-4 | 徐 当 2010.9 1 | pdf 

15 [Photoshop 效果 图 后 期 制作 978-7-301-16073-2 2011.1 2 | 素材 pdf 
16 | 建筑 表现 技法 978-7-301-19216-0 2013.1 2 | ppvpdf 

17_ | 建筑 速写 978-7-301-20441-2 2012.4 1 | pdf 

18 | 建筑 装饰 设计 978-7-301-20022-3 2012.2 1_| pp 素材 

19 | 装饰 施工 读 图 与 识 图 978-7-301-19991-6 2012.5 1 | ppt 

20 | 建筑 装饰 工程 计量 与 计价 978-7-301-20055-1 2013.7 | 3 | pptipdf 
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规划 园林 类 

1 | 城市 规划 原理 与 设计 978-7-301-21505-0| 谭 婧 婧 等 |35.00 | 2013.1 2 | pptpdf 

2 | 局 观 设计 978-7-301-20587-7 | 张 47.00| 2012.5 1 | ppt 

3 ”| 居住 区 规划 设计 978-7-301-21031-4 48.00| 2012.8 2 | ppt 

4 “| 园林 植物 识别 与 应 用 978-7-301-17485-2 3400| 2012.9 1 | ppt 

5 | 园林 工程 施工 组 978-7-301-22364-2 | 35.00| 2013.4 1 | ppvpdf 

6_ | 园林 景观 计算 机 辅助 设计 978-7-301-24500-2 2014.8 1 | pptpdf 

7 “| 建筑 ，。 园 林 。 装 饰 设计 初步 978-7-301-24575-0 | 于 2014.8 1 ppt/pdf 

房地产 类 

1 | 房地产 开发 与 经 营 (第 2 版 ) 978-7-301-23084-8 | 张 2014.8 pptypdf' 答 案 
2 | 房地产 估价 (第 2 版) 978-7-301-22945-3 2013.8 1 pptpdf' 答 案 
3 “| 房地产 估价 理论 与 实务 978-7-301-19327-3 2011.8 | 2 | ppypdf 答 案 
4 “| 物业 管理 理论 与 实务 978-7-301-19354-9 2011.9 2 ppt/pdf 

5 978-7-301-22747-3 1 | ppvpdf 

6 | 房地产 978-7-301-18731-9 2012.8 | 2 | ppvpdf 

市 政 与 路 桥 类 

1 [市政 工程 计量 与 计价 (第 2 版 ) 2013.8 | 5 | pdpppt 

2 | 市 政工 程 计价 20132 | 1 | ppvpdf 

3 ”| 市 政 桥梁 工程 978-7-301-16688-& 2012.10 | 2 | ppypdf 素 材 
4 | 市 政工 程 材料 2013.5 | 1 | ppvpdf 

5 “| 道 桥 工 程 材料 978-7-301-21170-0 2012.9 1 ppt/pdf 

6 | 路 基 路 面 工程 978-7:301-19299- 2011.8 1_| ppvpdf/ 素 材 
7 _ | 道路 工程 技术 201112 | 1 | ppvpdf 

8 | 数字 测 图 技术 实 训 指导 2013.6 1 | ppvpdf 

9 | 城市 道路 设计 与 施工 2013.1 1 | ppvpdf 

10 | 建筑 给 水 排水 工程 20122 | 1 | ppvpdf 

11 | 市 政工 程 测量 ( 含 技能 训练 挟 册 ) 2012.5 | 1 | ppvpdf 

12 | 公路 工程 任务 承揽 与 合同 00| 2012.9 | 1 | ppvpdf 答 案 
13 | 太 工 程 地 质 与 土 力 学 (第 2 版 ) 4100| 20147 | 1 | ppvpdf 

14 | 数字 测 图 技术 应 用 教程 3600| 20128 | 1 | ppt 

15 | 数字 测 图 技术 36.00| 2013.6 1 | ppvpdf 

16 | 水 泵 与 水 泵 站 技术 4000| 2013.5 | 1 | ppvpdf 

17 | 道路 工程 测量 ( 含 技能 训练 手册 ) 20132 | 1 | ppvpdf 

18 | 桥梁 施工 与 维护 978-7-301-23834-9 | 梁 斌 2014.2 1 | ppvpdf 

19 | 铁路 轨道 施工 与 维护 978-7-301 4-9 | 梁 醋 |36.00| 2014.1 1 ppt/pdf 

20 | 铁路 轨道 构造 978-7-301-23153-1 | 染 斌 |32.00| 2013.10 1 ppt/pdf 

建 席 设备 类 

1 | 建筑 设备 基础 知识 与 识 图 (第 2 版 ) 978-7-301-24586-6 | 新 莫 征 等 |47.00| 2014.8 1 pptpdf' 答 案 
2 | 建筑 设备 识 图 与 施工 工艺 978-7-301-19377-8 | 周 业 梅 “ |38.00| 2011.8 4 | ppvpdf 

3 | 建筑 施工 机 械 978-7-301-19365-5 | 吴 志 30.00| 2013.7 4 | pdf/ppt 

4 | 智能 建筑 环境 设备 自动 化 978-7-301-21090-1 40.00| 2012.8 1 pdf/ppt 

5 | 女 建筑 节能 与 施工 978-7-301-24274-2 | 吴 明 军 等 |30.00| 2014.8 1 pdf/ppt 

相关 教学 资源 如 电子 课件 、 电 子 教 材 、 习 题 答案 等 可 以 登录 www.pup6.com 下 载 或 在 卖 
扑 六 知识 网 (www.pup6.com) 有 海量 的 相关 教 及 下 载 (包括 北京 大 学 出 版 社 第 
六 事业 部 的 相关 资 时 欢迎 您 将 教学 课件 、 视 频 、 试 卷 、 辅 导 材 料 、 课 改 成 果 、 








设计 作品 、 论 文 等 源 上 传 : 

设 定价 格 ， 知 识 也 能 创造 财富 。 具 体 情况 请 登录 网 站 查询 。 
如 您 需要 样 书 用 于 教学 ， 欢 迎 登 录 第 六 事业 部 门户 网 (www.pup6.cn) 申 请 ， 并 可 在 线 登记 选 题 来 出 版 

您 的 大 作 ， 也 可 下 载 相关 表格 填写 后 发 到 我 们 的 邮箱 ， 我 们 将 及 时 与 您 取得 联系 并 做 好 全 方位 的 服务 。 
联系 方式 : 010-62756290，010-62750667，yangxinglu@126.com，pup_6@163.com， 欢 迎 来 电 来 信 咨 询 。 





验 ， 并 可 自由 


中 www.pup6.com， 






